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计价 的 基本 原理 、 基 本 方法 和 实践 应 用 。 主 要 内 容 包 括 : 绪论 、 园 林 工 程 计量 与 计 
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根据 园林 、 园 艺 专 业 的 业务 培养 目标 ， 要 求 本 专业 毕业 生 能 成 为 在 园林 工程 建设 单位 























的 设计 、 施 工 、 管 理 部 门 从 事 技术 或 经 济 管理 工作 的 高 级 工程 技 








林 、 园 艺 专业 的 学 生 ， 除 了 要 精通 园林 工程 美学 、 造 园 技艺 、 园 林 工 程 技术 外 ， 还 必须 懂 
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得 与 园林 工程 建设 有 关 的 经 济 管理 知识 。 园 林 工 程 造价 是 园林 工程 经 济 管理 的 主要 内 容 之 
一 。 本 书 的 编写 为 学 生 培 养 园 林 工程 投资 控制 意识 ， 掌 握 园 林 工 程 设 计 概算 和 施工 图 预算 
的 编制 方法 与 技能 ， 增 强 解决 实际 工程 经 济 问题 的 能 力 服务 。 同 时 也 更 有 利于 学 生 深 入 了 
解 当今 时 代 园林 工程 的 发 展 趋势 ， 适 应 工程 项 目 对 工程 技术 人 才 培 养 的 要 求 。 






































近年 来 ， 编 者 在 高 等 学 校 工程 概 预算 课程 教学 经 历 中 ,常常 发 现 学 








厚 ， 但 由 于 学 习 条 件 不 全 面 而 导致 学 习 效果 大 打折 扣 的 现象 。 工 程 概 预算 课程 的 学 习 条 件 
是 指 工程 案例 的 背景 和 工程 计量 与 计价 的 依据 。 很 多 工程 概 预算 教材 的 工程 案例 背景 或 过 








于 复杂 ,或 过 于 简单 ; 工程 计量 与 计价 的 依据 或 非 适 用 于 本 省 ， 








园林 工程 预 决 算 课 程 是 园林 、 园 艺 本 科 专 业 的 一 门 必修 课程 ， 








或 “ 短 帮 少 两 ”而 不 全 


面 。 学 习 条 件 不 全 面 导致 学 生 在 学 习 过 程 中 认识 混乱 、 学 习 效 果 不 佳 。 


是 由 园林 规划 设计 、 园 


林 施 工 管理 、 园 林 植物 、 园 林 企 业 管理 学 等 相互 融合 渗透 而 形成 的 一 门 综合 性 学 科 。 该 课 
程 是 在 园林 规划 设计 课 之 后 ， 专 门 为 培养 园林 、 园 艺 专业 学 生 工 程 应 用 技能 而 设 的 。 其 基 








于 园林 工程 建设 全 过 程 造价 控制 的 背景 ， 旨 在 培养 学 生 编制 园林 工 


的 能 力 。 
本 书 的 中 心 内 容 是 园林 工程 计量 与 计价 依据 、 计 价 费 用 构成 、 
分 部 分 项 工程 如 何 利用 计价 依据 、 采 用 不 同 计价 方法 进行 计量 与 


- 程 建 设 各 阶段 造价 文件 


计价 方法 ， 以 及 园林 各 
计价 。 每 一 童 都 按照 前 


言 一 教学 目标 与 教学 要 求 一 基本 概念 一 引 例 一 正文 ~ 习题 这 样 的 体例 进行 编写 。 让 学 生 首 


先 了 解 学 习 的 目标 与 要 求 ， 通 过 人 文 导 读 案 例 建立 感性 认识 之 后 ， 
型 丰富 的 习题 巩固 各 童 的 内 容 。 

















再 来 学 习 ， 最 后 通过 题 





本 书 第 2 章 园林 工程 计量 与 计价 的 依据 和 第 3 章 园林 工程 计价 费用 的 构成 是 编制 园林 






























































本 书 的 第 三 个 特色 在 于 各 章节 内 容 翔 实 ， 图片 丰富 ,文字 精练 ， 



































工程 造价 文件 的 基础 ， 第 4 章 绿化 种 值 工程 计量 与 计价 、 第 5 章 园 路 园 桥 工程 计量 与 计价 
和 第 6 章 园林 景观 工程 计量 与 计价 是 本 书 的 重点 内 容 ， 也 是 园林 特有 的 分 部 工程 ， 此 三 章 
的 内 容 是 本 书 的 特色 之 一 。 第 8 章 通用 项 目 计 量 与 计价 是 为 配合 编制 完整 的 园林 工程 施工 
图 预算 而 必须 设置 的 ， 虽 非 重 点 ， 却 不 可 或 缺 。 除 此 之 外 ， 本 书 的 第 二 个 特色 在 于 把 握 了 
清单 计价 与 定额 计价 的 两 条 主线 。 这 是 当前 我 国 工程 造价 文件 编制 必 不 可 少 的 两 种 方法 。 





并 有 完整 的 工程 案例 应 











。 在 编写 中 力求 抓 住 重 点 ， 内 容 简明 扼要 ， 通俗 易 懂 。 第 4 章 一 第 8 章 内 容 按照 园林 不 
同 的 分 部 工程 ， 结 合 清单 计价 与 定额 计价 两 条 主线 ， 分 计量 与 计价 两 部 分 来 编写 。 其 中 计 


量 环节 注重 清单 计量 规则 与 定额 计量 规则 的 对 比 罗列 ， 计 价 环节 中 清单 计价 注重 分 项 工程 











综合 单价 分 析 ， 定额 计价 注重 定额 基价 的 换算 。 
由 于 园林 工程 计量 与 计价 是 一 门 需要 严格 遵循 规范 、 充 分 了 解 




















和 场 信息 的 学 科 ， 本 书 在 


ыенен 














编写 时 尽 可 能 完善 了 园林 工程 计量 与 计价 所 需要 的 三 个 层次 规范 的 内 容 ， 即 《建设 工程 工程 
量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013)、《 建 设 工程 劳动 定额 一 一 园林 绿化 工程 》(LD/T 75.1 
一 3 一 2008) 以 及 《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》(2010 版 )， 尽 可 能 做 到 计量 
计价 的 依据 全 面 ， 时 效 最 新 ， 同 时 结合 2006 年 颁布 的 《建设 项 目 经 济 评价 方法 与 参数 》 
(第 3 版 )、《 建 筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2003] 206 号 文 ) 及 对 园林 工程 项 目的 全 
而 认识 来 确定 园林 工程 造价 的 费用 构成 。 但 由 于 篇 幅 有 限 ， 仍 有 不 尽 之 处 。 
本 书 共 10 章 ,具体 编写 分 工 为 : 温 日 琨 编写 第 1 章 、 第 2 章 、 第 3 章 和 第 7 章 ， 舒 美英 
编写 第 4 章 、 第 5 章 和 第 6 章 ， 吴 琪 琦 编写 第 8 章 、 第 9 章 和 第 10 а, 全书 由 温 日 琨 统 稿 。 
在 本 书 编写 过 程 中 得 到 了 和 舒 美 英和 吴 琪 琦 的 协同 配合 ， 同 时 得 到 了 上 海 市 政工 程 设计 
研究 总 院 浙 江 设 计 院 有 限 公 司 王 梅 高 级 工程 师 、 王 雪 晴 工程 师 以 及 杭州 市 园林 设计 院 股 份 
有 限 公 司 谭 春 喘 高 级 工程 师 的 大 力 支持 ,在 此 表示 感谢 ! 
日 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 存在 错漏 与 不 足 之 处 ， 敬 请 广大 读者 提出 宝贵 意见 。 
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园林 是 人 们 为 了 满足 一 定 的 物质 及 精神 生活 的 需要 ， 在 一 定 用 地 范围 内 ， 建 造 由 山 、 
Ж, ИМ, ФЯ. 6, Ж, М, Ж, #3). 、 园 路 、 广 场 等 园林 基本 要 素 ， 根 据 一 定 的 
自然 科学 规律 、 艺 术 规 律 以 及 工程 技术 规律 、 经 济 技术 条 件 等 ， 利 用 自然 、 模 仿 自然 而 创 
造 的 既 可 观赏 又 可 游 称 的 理想 的 生态 环境 。 在 世界 范围 内 ， 当 今 园 林 行 业已 被 公认 为 “ 永 
远 的 朝阳 产业 ”。 园 林 工 程 作为 工程 建设 项 目的 类 型 之 一 或 组 成 部 分 ， 其 建设 成 果 对 工程 
项 目 建设 效果 的 影响 非常 明显 。 一 方面 ， 它 不 仅 反映 了 项 目 建设 的 环境 效果 ， 直 接 彰显 了 
项 目 建设 的 品质 和 吸引 力 ; 另 一 方面 ， 园 林 工 程 更 是 各 种 工程 建设 类 型 中 投资 最 少 ， 效 果 
却 最 显著 的 工程 类 型 之 一 。 在 工程 建设 过 程 中 怎样 计算 园林 工程 的 投资 ? 园林 工程 计量 计 
价 的 目标 是 什么 ? 方法 如 何 ? 园林 工程 的 造价 文件 包括 哪些 ? 园林 工程 计量 与 计价 有 什么 
特点 ? 这 些 问 题 都 可 以 在 本 章 找 到 答案 。 


I ) 
1. 了 解 国内 外 园林 工程 的 发 展 概况 。 
2. 掌握 园林 工程 计量 与 计价 的 特点 及 园林 工程 计量 计价 各 阶段 的 造价 文件 。 
3. 理解 园林 分 部 分 项 工程 项 目的 划分 。 
4. 理解 园林 工程 计量 计价 的 方法 及 适用 范围 。 




















aa) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
园林 工程 计量 | (1) 了 解 国内 外 园林 工程 的 发 展 概况 пер 
与 计价 (2) 掌握 园林 工程 计量 与 计价 的 特点 лла 
园林 工程 设计 а) 了 解 园林 初步 设计 图 初步 设计 
概算 (2) 理解 园林 设计 概算 的 原理 和 成 果 表 现形 式 6 
园林 工程 施工 (1) 了 解 园林 施工 图 施工 图 设计 
图 预算 (2) 掌握 园林 工程 招标 控制 价 和 投标 报价 的 含义 工程 招标 与 投标 
园林 分 部 分 项 (1) 了 解 建设 项 目的 划分 
тя (2) 掌握 园林 分 部 分 项 工程 的 主要 内 容 ижаза 
(1) 了 解 工程 量 清单 
清单 计价 法 (2) 掌握 工程 量 清单 计价 的 内 涵 、 特 点 和 计价 | ”清单 
方法 
a тиха А 
тее 掌握 定额 计价 的 内 涵 、 特 点 和 计价 方法 ха 











патентзънп 


ЕЧ 基本 概念 


园林 工程 在 一 定 地 域内 运用 工程 及 艺术 的 手段 ， 通 过 改造 地 形 、 建 造 建 筑 ( 构 筑 ) 
物 、 种 植 花草 树木 、 铺 设 园 路 、 设 置 小 品 和 水 景 等 途径 创造 而 成 的 自然 环境 和 游 演 (休息 的 
设施 。 

计量 : 计算 园林 分 部 分 项 工程 项 目的 工程 量 。 

计价 : 计算 园林 工程 项 目 建设 所 需 的 费用 支出 。 

清单 :招标 单位 在 招标 文件 中 附带 的 表现 拟 建 工程 分 部 分 项 工程 项 目 、 措 施 项 目 、 其 
他 项 目 、 规 费 项 目 和 税金 项 目 工程 量 的 清单 。 

定额 :在 一 定 的 生产 组 织 条 件 下 完成 质量 合格 的 单位 分 项 工程 项 目 所 需要 的 人 工 、 材 
料 、 机 械 的 数量 标准 。 


за 








ЕП 


中 国 园林 的 典型 代表 一 上 林苑 


上 林苑 是 中 国 汉代 皇家 禁 苑 的 代表 作 ， 也 是 中 国 园林 史 的 重要 里 程 碑 之 一 。 

上 林苑 原本 是 秦 朝 的 旧 苑 ， 汉 武帝 刘彻 在 国力 强盛 之 时 ， 对 其 加 以 扩建 ， 形 成 苑 中 有 苑 ， 苑 中 有 官 ， 
苑 中 有 观 的 格局 。《 汉 旧 仪 》 记 载 :“ 上 林苑 方 三 百 里 ， 苑 中 养 百 兽 ， 天 子 秋冬 射 猎取 之 。 其 中 离宫 七 十 
所 ， 容 千 骑 万 乘 ”。 仅 建筑 而 言 ,《 关 中 记 》%ip 载 :“ 上 林苑 门 十 三 3 中 有 苑 三 十 六 ， 宫 十 二 ， 观 二 十 五 "。 
官 十 二 为 犬 台 宫 、 宣 曲 官 、 昭 台 官 等 3- 观 二 十 五 为 茧 观 、 平 乐观 \ ЖЖ. МЖ. РЖ, = 
六 为 宜春 苑 、 御 宿 范 、 思 贤 苑 、 博 望 苑 等 。 图 1. 1 所 示 为 巧 林苑 局 部 想象 图 。 

“ЖЕРЕХ. НИ, ВЕ, Вб, Ха, ЁШ”. ХЕ. жив, ММ, ЖЕ, Ч 
池 、 贿 地。 其 中 昆明 池 , 用 以 载歌载舞 ， 皇 亲 贵 族 乘 舟 听 稍 。 上 林苑 中 的 植物 配置 相当 丰富 ， 特 别 是 远近 
群 臣 各 献 奇 树 异 果 ， 单 是 朝臣 所 献 就 有 两 千 多 种 。 建 章 宫 北 太 液 池 是 组 景 很 好 的 园林 景区 ， 池 中 有 莲 菜 、 
渡 洲 、 方 丈 ， 像 海中 神山 。《 两 京 杂 记 》 中 还 记载 :“ 太 液 池 西 有 一 池 名 孤 树 池 ， 池 中 有 洲 ， 洲 上 柳树 一 
株 ， 六 十 余 围 ， 望 之 重重 如 彩 盖 ， 故 取 为 名 "。 又 有 影 娥 池 : “武帝 消 池 以 玩 月 ， 其 旁 起 望 欧 台 以 是 月 ， 
影 入 池 中 ， 使 官 人 乘 舟 和 弄 月 影 ， 名 影 娥 池 ， 亦 日 晃 蟾 台 ”。 可 见 太 液 池水 景区 的 水 面 划分 与 空间 处 理 ， 以 
及 水 面 的 意境 都 是 很 有 奇 趣 的 。 

一 直 以 来 ， 上 林苑 作为 中 国 园 林 工 程 的 典型 代表 被 众多 学 者 加 以 研究 ， 学 者 们 试图 寻找 并 讨论 上 林 
苑 的 园林 技艺 对 当代 园林 工程 建设 的 借鉴 意义 (图 1.2)。 
























图 1.1 上 林苑 局 部 想象 图 图 1.2 上 林苑 遗迹 
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1.1.1 国内 外 园林 工程 发 展 概况 


. 西方 园林 工程 发 展 的 历史 与 现状 
西方 园林 与 中 国 园林 一 样 ， 有 着 悠久 的 历史 和 光荣 的 传统 ， 都 是 人 类 文明 发 展 史 中 的 
宝贵 财富 。 
从 公元 4 世纪 至 今 ， 西 方 园林 经 历 了 古 埃及 园林 、 古 巴比伦 园林 、 古 希腊 园林 、 古 罗 
马 园 林 、 西 欧 园林 、 伊 斯 兰 园林 、 意 大 利 台 地 и 
法 国 古典 主义 园林 、 英 国 风景 式 园林 、 近 代 城 市 公 | “АНЕ, „рен, икн. 
园 和 现代 园林 景观 等 不 同 的 发 展 阶段 (图 1.3). 
传统 的 西方 园林 艺术 以 意大利 台地 园 、 法 国 中 世纪 西欧 园林 、 伊 斯 兰 园林 (5~15 世 纪 ) 
古典 主义 园林 和 英国 风景 式 园 林 为 代表 ,它们 同 | 
也 代表 着 规则 式 和 不 规则 式 这 两 大 造 园 样式 。 意大利 台地 园 (15~17 世 纪 ) 
在 西方 ,规则 式 园 林 出 现 较 早 ， 并且 从 十 埃及 的 
庭园 一 直到 法 国 古典 主义 园林 这 一 漫长 的 历史 时 Г 法 国 古 典 主义 园林 (17 世 纪 ) 
中 ， 始 终 占 据 着 主导 地 位 。 规 则 式 园林 反映 着 | 
6 方 传统 的 古典 主义 美学 思想 a 从 古 希 腊 到 17 世 英国 风景 式 园 林 (18 世 纪 ) 
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纪 ， 美 学 家 们 都 一 贯 主张 美 在 比例 的 和 谐 。 规则 | 

式 园 林 确 保 了 这 种 美的 实现 , 因为 它 的 各 种 造 园 近代 城市 公园 (19 世 纪 ) 
要 素 都 符合 “比例 的 和 谐 ” 这 一 原则 。 而 不 规则 

式 园 林 则 出 现在 18 世纪 的 英国 ， 风 景 式 园林 曾 是 现代 园林 景观 (20 世 纪 ) 





资产 阶级 向 代表 封建 君权 专制 制度 的 规则 式 园林 
挑战 的 利器 。 风 景 式 园林 反映 着 经 验 主义 哲学 思 
想 ， 即 把 感性 认识 当做 认识 世界 的 基础 ， 和 否认 几何 比例 的 决定 性 作用 。 风 景 式 造 园 家 强 
调 自 然 所 带 给 园林 的 活力 和 变化 ， 认 为 情感 的 流露 才 是 艺术 的 真 详 ， 因 此 ， 诗 情 画 意 成 为 
风景 式 园林 创作 的 基本 原则 。 
到 了 现代 ,法 国 的 现代 园林 景观 设计 理念 主要 表现 在 注重 场地 、 空 间 、 时 效 、 地 域 景 
观 的 再 现 、 简 约 、 生 态 、 对 立 统一 、 科 学 、 个 性 等 设计 理念 。 
爱尔兰 都 柏林 西北 郊 的 凤凰 公园 是 当今 世界 最 大 的 人 工 园 林 ， 其 面积 达 707 公顷 ， 比 
著名 的 美国 纽约 中 心 公 园 还 大 出 两 倍 以 上 。 公 园 内 建 有 惠灵顿 公 画 纪念 碑 、 爱 尔 兰 总 统 





图 1.3 西方 园林 的 发 展 历程 



































































































































府 、 国 家 警察 总 局 和 美国 驻 爱尔兰 大 使 馆 等 重要 建筑 ， 还 有 高 达 50 米 的 白色 十 字 架 和 
1500 多 头 鹿 








在 西方 园林 的 发 展 历程 中 还 出 现 了 大 批 顶 级 的 园林 工程 设计 师 ( 表 1.1). 不同 阶 
段 设计 师 的 设计 作品 丰富 了 西方 园林 工程 发 展 的 成 果 ， 并 不 断 完善 了 西方 园林 的 设计 
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表 1.1 世界 著名 的 园林 景观 及 其 设计 师 
园林 景观 设计 师 园林 景观 设计 师 

凡尔赛 宫 ИНЕК 迪 去 雷 庄园 杰 基 尔 

伦敦 花园 广场 霍华德 总 督 花 园 ( 印 度 ) 路 特 恩 斯 

纽约 中 央 公 园 奥 姆 斯 特 德 苟 奈 尔 花园 жй 

唐 纳 花园 托马斯 * пъ 魏 茨 曼 花 园 门 德尔 松 

雕塑 广场 野 口 雄 ALCON 花园 盖 瑞 特 ， 艾 克 博 

勒 诺 特 尔 (图 1. 4) 是 众多 西方 园林 工程 设计 师 中 的 典型 代表 。 这 位 法 国 路 易 十 四 时 期 

的 宫廷 造 园 家 是 造 园 史 上 罕见 的 天 才 ， 有 “ 王 之 园 师 ， 园 师 之 王 ” 的 称号 。 其 庭园 样式 是 
法 国文 艺 复兴 时 代 造 园 的 精华 ， 并 风行 欧洲 。 其 代表 作 有 胖 。 勒 ， 维 贡 府 匈 、 凡 尔 赛 宫 苑 
(图 1. 5) 、 枫 丹 白 露 城堡 花园 、 圣 克 洛 花园 、 默 东 花园 等 。 





图 1.4 ЕК 


2. 我 国 
我 国 
чк. 
通常 以 游 党 
БЕГЕ 
《 周 礼 地 官 ); 
М, ДОННЫХ, ЧЕ, Ш, 
ГИК, АЯС “АН” 
„вар, ЖИЙИ. МНЕ 
， 周 是 我 国 古典 园林 
到 了 秦 代 ,秦始皇 完成 了 统一 大 
断 地 营建 宫 、 苑 ， 大 小 不 下 三 百 处 ， 





古典 园林 是 随 着 
21107 3000 年 ， 
休闲 为 主 。 
典籍 《 周 礼 》 
“同人 ，…… 
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:种 形式 中 ， 
。 据 《孟子 》 记 载 : 


4 一 种 最 初 形式 。 


图 1.5 凡尔赛 宫 


园林 工程 发 展 的 历史 与 现状 
1T 代 文明 的 发 展 而 出 现 的 一 种 
要素 主 要 是 山 、 


艺术 构筑 。 我 国 
水 、 物 (植物 、 
МУЖУ ЖЛ. ПЗ”; 《说 文 》: 
牧 百 兽 ” 等 ,说 明 周 的 作 且 
略 具 备 了 园林 活动 的 内 容 ， 
= 


М, 方 七 十 里 
王 欣赏 自然 之 美 ， 满 足 他 的 审美 享受 
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在 建立 了 前 所 未 有 的 多 民族 的 统一 国 








内 有 离宫 七 十 所 , “离宫 别 馆 ， 


弥山 跨 谷 ”， 


P 最 为 有 名 的 应 推 上 林苑 中 的 阿房 宫 ， 


可 以 想见 ， 规 模 是 多 么 宏伟 。 








汉代 所 建 宫 苑 以 未 央 宫 、 建 章 宫 、 


长 乐 


言 规模 最 大 。 汉 武帝 在 秦 上 林苑 








К. ТТЕ. 
其 内 容 和 规模 都 是 相当 可 观 的 。 
三 国 时 期 曹操 所 建 的 铜 佟 台 ， 在 











图 








宫 中 有 苑 ， 在 苑 中 分 区 养 动物 ,栽培 各 


“南北 五 里 ， 





也 的 名 果 奇 树 多 


已 ， 东 西 七 里 ”的 籽 城 ( 今 河北 














动物 ) 和 建筑 。 
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虽 不 算 太 大 ， 规 划 却 相当 合理 。 魏 文帝 还 “以 五 色 石 起 景 阳 山 于 芳 林苑 ， 树 松竹 草木 、 捕 
禽兽 以 充 其 中 ”"。 吴 国 的 孙 附 在 建 业 ( 今 南京 )“ 大 开 苑 围 ， 起 土山 楼 观 ， 功 役 之 费 以 万 
计 ”。 晋 武帝 司马 炎 重 修 香 林苑 ， 并 改名 为 华 林苑 。 
南朝 ， 梁 武帝 的 芳 林苑 “ 植 嘉 树 珍 果 ， 穷 极 雕 丽 ”。 他 广 建 佛寺 .自己 3 次 舍身 同 泰 
寺 ， 以 麻 疗 人 人民。 北朝 ,在 盛 乐 ( 今 蒙古 和 林 格 尔 县 ) 建 鹿苑 ， 引 附近 武川 之 水 注入 苑 内 ， 
“ 广 九 十 里 ”， 成 为 历史 上 结合 蒙古 自然 条 件 所 建 的 重要 园林 。 
隋 断 帝 时 更 是 大 造 宫 范 ， 所 建 离宫 别 馆 四 十 余 所 。 杨 广 所 建 的 宫 苑 以 洛阳 最 宏伟 的 西 
苑 而 著称 ， 据 《 隋 书 》 记 载 :“ 西 苑 用 二 百 里 ， 其 内 为 海 ， 周 十 余 里 ， 为 蓬莱 、 方 丈 、 瀛 
Ш, РН, ВИН, ЕЕ, 海北 有 渠 ВЕЕР, ГР, ， 穷 极 华 
丽 ”， 供 游玩 的 龙舟 及 其 他 船只 有 数 万 艘 ， 由 此 可 以 看 出 游园 活动 的 规模 之 大 。 
唐 代 的 造 园 活动 和 所 建 宫 苑 的 壮丽 ， 比 以 前 更 有 过 之 而 无 不 及 ， 如 在 长 安 建 有 宫 苑 结 
合 的 南 内 苑 、 东 内 苑 、 芙 蓉 苑 及 骊 山 的 华 清 宫 等 。 著 名 的 华 清 宫 至 今 仍 保留 有 唐 代 园林 艺 
术 风 格 。 
在 宋代 ， 有 著名 的 瀛 京 ( 今 河 南开 封 ) 寿 山 民 后。 明 朝 ,在 北京 建 有 西 苑 等 。 清 代 更 有 
地 8400 多 亩 的 热 河 ( 今 河北 承德 ) 避 里 山庄 ， 以 及 与 世界 文化 历史 上 著名 的 古迹 一 一 法 
巴黎 的 凡尔赛 宫 相 比拟 的 圆明园 等 。 当 然 ， 还 有 经 典 的 苏州 园林 。 
车 把 我 国 园林 艺术 约 3000 年 的 历史 划分 阶段 的 话 ， 大 致 可 分 为 商 朝 产生 了 园林 的 纵 
№ Ш; 秦汉 由 团 发 展 到 苑 ， 唐 宋 由 苑 到 园 ; 明 清 则 为 我 国 古典 园林 的 极 盛 时 期 ， 如 
图 1.6 所 示 。 
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图 1.6 我 国 古 代 经 典 园林 的 发 展 历程 


古典 园林 在 我 国 灿烂 的 历史 文化 中 留 下 了 浓重 的 一 笔 ， 也 为 世界 园林 的 发 展 做 出 了 不 可 
磨灭 的 重要 贡献 。 如 果 说 中 国 传统 的 经 典 园林 只 是 为 封建 贵族 阶层 建造 并 供 其 享乐 的 话 ， 我 
国 现代 园林 则 走 进 了 当代 城乡 的 每 一 个 角落 ， 为 每 一 位 居民 提供 休闲 和 游 恕 的 场所 。 

近年 来 ， 我 国 园林 行业 得 到 了 迅速 的 发 展 。 城 市 道路 绿化 、 城 市 公园 、 风 景 名 胜 区 建 
设 、 房 地 产 开发 项 目 建设 、 旧 城 改造 等 带动 的 种 苗 需 求 迅 速 增长 ， 城 市 花卉 产业 需求 日 益 
下 盛 ， 园 林 工 程 投资 逐年 增加 。 这 些 发 展 主要 缘 于 国家 国民 经 济 的 快速 发 展 、 城 市 化 进程 
的 加 快 、 房 地 产业 的 兴起 、 基 础 设施 建设 的 不 断 推进 、 旅 游 和 休闲 度假 产业 的 崛起 ， 以 及 
人 们 环境 保护 意识 的 不 断 增强 。 目 前 ， 我 国 园林 行业 的 产值 每 年 约 为 1500 亿 元 左右 ， 城 
市 园林 绿化 工程 平均 每 年 投资 351 亿 元 ,增长 速度 为 16. 42% 2006 年 城市 园林 绿化 投资 
达到 427 亿 元 ，2011 年 城市 园林 市 场 规模 达 4600 亿 元 ，2012 年 我 国 园林 绿化 固定 资产 投 
资 额 为 5600 亿 元 。 从 我 国 的 “十 二 五 ”规划 来 看 ， 在 “十 二 五 ”期 间 ， 全国 城市 建成 区 
绿化 覆盖 率 的 目标 要 达到 48%。 园 林 工 程 的 发 展 前 景 广阔 .很 多 城市 的 发 展 空间 还 很 大 。 
中 国 园 林 行业 正 处 于 快速 成 长 期 ， 是 当前 世界 园林 行业 发 展 的 热点 地 区 。 

以 浙江 省 为 例 ， 浙 江 省 绿化 苗木 、 花 木 行业 近年 来 也 得 到 了 迅猛 发 展 .花木 价格 一 路 
上 扬 ， 省 域 种 植 面积 迅速 扩大 ，2000 一 2003 年 浙江 省 苗木 、 花 木 生产 面积 从 17. 47 万 亩 增 
[到 104. 92 万 亩 。2006 年 育苗 面积 更 是 达到 了 133.7 万 亩 ， 总 产 苗 量 为 25. 51 亿 株 。 杭 
州 萧山 区 花卉 苗木 业已 形成 一 条 从 生产 、 营 销 、 园 林 工 程 、 绿 化 养护 、 市 场 交易 到 教育 、 
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科研 的 产业 链 。2006 年 萧山 区 园林 公司 承接 园林 绿化 工程 达 13. 5 亿 元 。 浙 江 ( 中 国 ) 花 木 
城 已 经 成 为 华东 地 区 最 大 的 花木 集散 地 。 

改善 生态 环境 、 提 高 人 居 质 量 正 逐 渐 成 为 我 国 城市 建设 的 主旋律 。 为 解决 空气 污染 、 
噪声 、 热 岛 效 应 等 城市 问题 ， 我 国 城市 越 来 越 重 视 工 程 项 目 建设 中 的 园林 绿化 工程 ， 力 争 
为 城市 营造 绿色 生态 屏障 ， 园 林产 业 的 发 展 越 来 越 被 人 们 所 看 好 。 从 各 方面 条 件 看 ， 当 前 
我 国 园林 产业 高 速 发 展 的 外 部 条 件 已 基本 成 熟 ， 将 进入 起 跑 和 起 飞 阶段 。 估 计 今 后 5 一 10 
年 ， 将 会 以 每 年 25%~30% 的 增长 速度 快速 发 展 。 































































































1.1.2 园林 工程 计量 计价 的 含义 及 特点 


从 国内 外 园林 工程 的 发 展 历史 、 发 展现 状 以 及 当今 世界 生态 、 低 碳 、 可 持续 发 展 的 趋 
势 看 ， 园 林 工 程 建设 已 经 成 为 当前 我 国 基本 建设 中 不 可 或 缺 的 重要 组 成 部 分 之 一 ， 园 林 工 
程 的 建设 与 成 效 也 越 来 越 被 建设 单位 及 其 政府 主管 部 门 特别 加 以 关注 。 作 为 越 来 越 重 要 的 
工程 建设 类 型 ， 园 林 工 程 的 投资 不 可 避免 地 成 为 工程 项 目 建设 过 程 中 的 焦点 。 一 般 而 言 ， 
单个 园林 建设 项 目的 投资 与 市 政 基础 设施 、 城 市 综合 体 单 体 建筑 或 建筑 群 相 比 要 小 ， 作 为 
市 政 基础 设施 配套 或 住宅 小 区 配套 的 园林 单位 工程 投资 占 建设 项 目 总 投资 的 比例 不 高 。 虽 
然 如 此 ， 对 园林 工程 建设 的 投资 估算 却 包含 了 丰富 的 估算 内 容 ， 往 往 除了 园林 植物 和 园林 
景观 外 ， 还 包括 建筑 、 道 路 、 桥 梁 等 。“ 麻 从 虽 小 ， 五 脏 俱全 ”"， 作 为 网 林 工 程 投资 确定 途 
径 的 园林 工程 计量 与 计价 同样 包含 了 丰富 的 内 容 ， 需 要 我 们 深入 地 学 习 与 领会 。 

1. 园林 工程 计量 与 计价 的 含义 

园林 工程 计量 与 计价 , 广义 土 是 指 园林 工程 从 设想 到 竣工 验收 的 整个 过 程 中 对 所 有 投资 
4 计算， 狭义 上 是 指 园林 工程 设计 概算 和 施工 图 预算 (定额 计价 或 清单 计价 )。 其 广义 的 内 涵 
一 般 是 指 计算 园林 工程 建设 项 目的 总 投资 。 建 设 项 目的 总 投资 一 般 包 括 固定 资产 投资 和 流动 
资金 投资 ， 但 园林 工程 项 目 一 般 不 存在 流动 资金 投资 ， 流 动 资金 投资 更 多 存在 于 生产 性 建设 
项 目 ， 这 里 主要 是 指 固定 资产 投资 。 狭 义 的 内 涵 中 ， 设 计 概 算 需 要 计算 园林 工程 项 目 建设 的 
固定 资产 投资 或 建筑 安装 工程 费 ， 施工 图 预算 要 计算 园林 工程 项 目的 建筑 安装 工程 费 。 
固定 资产 投资 和 建筑 安装 工程 费 在 当前 的 理论 与 实践 中 都 被 称 为 “工程 造价 ”， 但 两 
者 的 含义 有 重要 差别 。 建 筑 安装 工程 费 是 固定 资产 投资 的 组 成 部 分 之 一 ， 冉 定 资 产 投 资 除 
了 包括 建筑 安装 工程 费 外 ， 还 包括 设备 及 工 器 具 购 置 费 、 工 程 建设 其 他 费 、 预 备 费 和 建设 
期 贷款 利息 。 由 此 ， 园 林 工 程 计量 与 计价 的 结果 “工程 造价 ”当前 也 有 两 个 层面 的 意思 ， 
广义 的 工程 造价 是 指 固定 资产 投资 ， 狭 义 的 工程 造价 是 指 建筑 安装 工程 费 。 
林 工 程 计量 与 计价 包含 园林 工程 计量 和 园林 工程 计价 两 部 分 。 
林 工 程 计量 是 指 以 物理 的 、 自 然 的 计量 单位 计算 的 工程 数量 ， 即 计算 工程 量 。 物 理 
单位 是 指 m、m 、m ， 自 然 的 计量 单位 是 指 株 、 丛 、 盆 、 对 、 份 等 。 
林 工 程 计价 是 指 按照 各 种 计价 文件 的 规定 和 一 定 的 计价 程序 ， 对 园林 建设 项 目 或 园 
林 单 位 工程 中 的 各 项 费用 进行 计算 ， 汇 总 工程 总 造价 ， 编 报 形成 各 种 计价 文件 的 过 程 。 一 
般 特别 指 通 过 招 投标 活动 对 工程 编制 招标 控制 价 、 进 行 投标 报价 以 及 履行 中 标 后 的 后 期 价 
款 结算 等 。 

计量 与 计价 是 工程 概 预算 必 不 可 少 的 两 项 工作 。 计 量 提供 了 市 场 交 易 的 量 的 平台 ， 计 
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价 则 是 一 种 单纯 的 市 场 行 为 。 在 国内 ， 由 于 我 国 的 市 场 经 济 还 不 完善 ， 计 量 与 计价 对 于 工 
程 建设 的 甲 方 和 乙方 都 同样 重要 。 
2. 园林 工程 计量 与 计价 的 特点 


园林 工程 区 别 于 建筑 工程 、 市 政工 程 、 安 装 工程 、 装 饰 装修 工程 ， 其 计量 与 计价 
内 容 综合 多 样 。 以 园林 植物 和 园林 景观 分 部 为 主 的 项 目 计 量 方法 简单 、 容 易 掌 握 ， 以 
园林 建筑 、 园 路 园 桥 分 部 为 主 的 项 目 计量 方法 较 复 杂 。 总 体 而 言 ， 园 林 工 程 计价 总 价 
较 小 。 





















































) 项 目 内 容 的 综合 多 样 性 。 在 园林 工程 计量 与 计价 的 项 目 组 成 内 容 中 有 苗木 、 花 
卉 、 喷 灌 设 施 ， 还 有 园 路 园 桥 、 园 林 景 观 ， 更 有 园林 仿古 建筑 等 。 项 目 内 容 既 包括 绿化 种 
植 、 园 林 景 观 等 园林 工程 的 专业 工种 ， 也 包括 设备 及 设备 安装 、 市 政 、 建 筑 工 程 的 内 容 。 
项 目 内 容 综合 、 丰 富 多 样 。 所 以 ， 要 完成 园林 工程 的 计量 与 计价 ， 既 要 掌握 园林 工程 的 专 
业 知 识 ， 也 要 了 解 设备 安装 工程 、 市 政工 程 、 建 筑 工程 的 一 般 知 识 。 
(2) 计量 单位 的 采用 中 自然 计量 单位 比较 突出 。 例 如 ， 伐 树 根 、 伐 灌木 从 、 绿 化 种 
植 、 石 算 、 盆 景山 、 喷 泉 、 石 桌 石 芋 、 石 错字 等 项 目 都 是 以 株 、 支 、 块 、 座 等 自然 单位 
进行 计量 的 。 在 国家 标准 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 ССВ 50500 一 2013) 所 含 的 
《园林 绿化 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50858 一 2013) 中 ， 以 自然 计量 单位 进行 计量 的 项 
目 数 为 37 项 ， 占 项 目 总 数 109 项 的 33.94%、 而 在 具体 园林 工程 的 计量 计价 中 ， 这 一 
比例 还 将 增 大 。 这 个 特点 在 建筑 工程 、 装 饰 装 修 工程 、 安 装 工程 、 市 政工 程 和 矿山 工程 
中 比较 少见 。 
(3) 园林 植物 和 园林 景观 工程 量 计算 方法 简易 ， 数 量 计 提 不 易 出 现 偏差 。 由 于 园 
林 工 程 构 网 较 之 建筑 工程 、 市 政工 程 简单 易 懂 ， 园林 植物 和 园林 景观 分 部 分 项 工程 的 
计量 以 二 维 空间 计量 或 一 维 空间 计量 为 主 ; 三 维 空间 的 计量 平面 上 也 常 以 水 平 投影 面 
积 乘 以 高 度 计量 ， 由 此 使 得 园林 工程 计量 时 从 图 纸 上 摘 取 数 值 简单 明了 ， 不 易 误 摘 、 
漏 项 、 漏 部 位 等 ， 更 容易 保证 工程 量 计算 的 准确 性 。 特 别 是 伐 树 根 、 伐 灌木 从 、 栽 植 
乔木 、 栽 植 灌木 、 栽 植 花卉 、 栽 植 色 带 、 栽 植 水 生 植物 等 属于 绿化 种 植 分 部 工程 的 项 
目 ， 通 常 在 施工 图 中 绘 苗木 表 ， 只 要 根据 苗木 表 再 结合 施工 图 很 快 就 能 把 这 些 项 目的 
工程 量 计 算 完毕 。 
(4) 园林 建筑 和 园 路 园 桥 假山 分 部 计量 计价 较 复 杂 。 园 林 建 筑 虽 然 体 量 不 大 ， 但 需要 
计量 计价 的 内 容 却 与 一 般 建 筑 无 异 。 例 如 ,包含 结构 部 分 的 土方 、 基 础 、 钢 筋 混 凝 土 柱 染 
板 、 钢 筋 、 砌 筑 、 屋 面 等 工程 ， 还 包括 装饰 装修 部 分 的 楼 地 面 、 墙 柱 面 、 天 棚 、 门 窗 、 油 
漆 涂 料 等 工程 。 特 别 是 园林 仿古 建筑 ， 还 需要 增加 仿古 木 作 工程 、 砖 细 工 程 、 石 作 工程 和 
屋面 工程 ， 其 计量 计价 的 难度 还 要 加 大 。 园 路 园 桥 结构 虽然 区 别 于 市 政道 路 与 市 政 桥梁 ， 
但 结构 类 似 ， 对 园 路 园 桥 的 计量 计价 需要 掌握 道路 桥梁 的 一 般 知 识 。 
(5) 园林 工程 计价 总 价 具有 小 人 额 性 的 特点 。 在 工程 实践 中 .多 数 园 林 工 程 项 目的 总 价 
在 50 一 500 万 元 之 间 ， 只 有 少数 大 型 园林 工程 项 目的 造价 在 500 万 元 以 上 。 而 在 建筑 工 
程 、 市 政工 程 、 设 备 安装 工程 和 矿山 工程 中 ， 高 于 500 万 元 造价 的 工程 项 目 却 比 比 皆 是 。 
因为 园林 工程 量 在 清单 编制 和 校 核 中 出 错 的 可 能 性 较 小 ， 且 工程 总 价 也 较 小 ， 所 以 区 
程 计价 费用 “三 超 ” 的 现象 较为 少见 ， 后 期 价款 结算 的 偏差 、 设 计 变 更 和 索赔 费用 都 较 
小 ， 这 是 园林 工程 造价 管理 的 有 利 条 件 。 
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1.1.3 园林 工程 计量 计价 的 造价 文件 








工程 建设 ， 在 我 国 也 称 为 基本 建设 ， 通 常 是 指 固定 资产 扩大 再 生产 的 新 建 、 扩 建 、 改 
建 工程 及 与 之 相连 带 的 其 他 工作 。 工 程 建设 的 内 容 包 括 建筑 工程 (建筑 物 、 构 筑 物 、 水 
利 )、 安 装 工程 (机 械 、 电 气 设备 装配 ， 管 线 敷设 )、 园 林 工 程 、 设 备 购 置 、 设 计 勘 探 、 其 
他 和 征地 、 拆 迁 等 。 

基本 建设 通常 需要 经 历 项 目 立 项 、 可 行 性 研究 、 设 计 、 施 工 、 竣 工 验 收 和 后 评价 六 大 阶 
Е. 园林 工程 建设 的 先后 顺序 也 是 如 此 : 分 为 项 目 建议 书 阶段 (立项 ), 可行 性 研究 报告 阶 





в 














段 ， 编 制 计划 任务 书 和 选择 建设 地 点 ， 设 计 工作 阶段 ， 建 设 准备 阶段 ， 建 设 实施 阶段 ， 竣 工 
验收 阶段 和 后 评价 阶段 。 不 同 阶段 需要 编制 工程 项 目的 不 同 造价 文件 ， 如 图 1.7 所 示 。 








图 1.7 基本 建设 程序 及 对 应 的 工程 造价 文件 


1 园林 工程 投资 估算 


园林 工程 投资 估算 是 园林 工程 项 目 立项 阶段 和 可 行 性 研究 阶段 编制 的 工程 造价 文件 。 
通常 是 指 建设 单位 在 编制 项 目 建议 书 、 项 目 申请 报告 ， 可 行 性 研究 阶段 和 编制 设计 任务 书 
时 ， 对 园林 工程 项 目 投资 数额 进行 估计 的 经 济 文件 。 估 算 的 目的 是 为 政府 主管 部 门 项 目 立 
项 审批 提供 依据 。 建 设 单位 如 果 不 具 备 编制 项 目 投资 估算 的 资质 条 件 ， 可 以 委托 具备 相应 
资质 条 件 的 咨询 公司 进行 编制 。 

园林 工程 投资 估算 一 般 根据 工程 的 设计 方案 编制 。 设 计 方案 通常 会 考虑 工程 与 周围 环 
境 的 关系 进行 大 概 的 布局 和 设想 ， 包 括 进行 功能 分 区 、 确 定 各 使 用 区 的 平面 位 置 。 设 计 方 
案 分 为 方案 构思 、 方 案 选 择 与 确定 、 方 案 完 成 3 阶段 。 设 计 方案 图 纸 包 括 功能 关系 图 、 功 
能 分 析 图 、 方 案 构思 图 和 各 类 规划 平面 图 及 总 平面 图 。 有 时 投资 估算 也 可 以 不 依据 设计 方 
ж. 直接 根 据 园 林 工 程 的 设计 构思 进行 。 

2. 园林 工程 设计 概算 


园林 工程 设计 概算 是 指 园林 工程 在 初步 设计 或 技术 设计 阶段 ， 根 据 初步 设计 或 技术 设计 
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、 概 算 定额 或 概算 指标 、 各 项 费用 定额 及 相关 取 费 标准 等 ， 编 制 的 工程 项 目 从 筹建 到 项 
工 验收 交付 所 需 全 部 费用 的 造价 文件 。 设 计 概 算是 园林 工程 项 目 申请 政府 主管 部 门 审批 
要 依据 ， 通 常 作为 园林 工程 项 目的 最 高 投资 限额 。 设 计 概算 一 般 采 用 定额 计价 法 。 
初步 设计 是 园林 工程 设计 的 关键 阶段 ， 它 代表 园林 工程 设计 构思 基本 形成 ， 明 确 拟 建 
的 技术 可 行 性 和 经 济 合理 性 ， 规 定 主要 技术 方案 、 工 程 总 造价 和 主要 技术 经 济 指标 。 
设计 通常 包括 总 平面 设计 、 设 备 设计 和 建筑 设计 3 部 分 。 技 术 设计 是 为 解决 设计 方案 
重大 技术 问题 和 满足 有 关 实 验 、 设 备 选 制 等 方面 的 要 求 ， 提 出 设备 订货 明细 表 ， 确定 
的 形状 、 尺 寸 、 色 彩 和 材料 ， 完 成 局 部 详细 的 平 立 剖面 图 、 详 图 、 园 景 透视 图 、 表 现 
的 鸟 获 图 的 设计 阶段 。 很 多 时 候 技术 设计 不 一 定 会 发 生 。 初 步 设 计 和 技术 设计 是 编制 
图 的 依据 。 

3， 园 林 工 程 施工 图 预算 


园林 工程 施工 图 预算 是 在 园林 工程 施工 图 设计 和 招 投标 阶段 编制 的 工程 造价 文件 。 当 
施工 图 预算 的 理解 有 两 种 不 同 的 观点 ， 一 种 观点 认为 施工 图 预算 是 在 施工 图 设计 阶段 
额 计价 方式 编制 的 造价 文件 ， 另 一 种 观点 认为 施工 图 预算 分 为 定额 计价 法 和 清单 计价 
b 称 为 工料 单价 法 和 综合 单价 法 。 定 额 计 价 法 编制 的 施工 图 预算 是 指 在 施工 图 设计 阶 
用 定额 的 工料 单价 进行 计价 的 工程 造价 文件 。 清 单 计 价 法 编制 的 施工 图 预算 是 指 在 施 
设计 完成 后 工程 施工 招 投标 阶段 根据 招标 单位 提供 的 工程 量 清单 ， 填 报 综合 单价 ， 编 
标 控制 价 或 投标 报价 的 工程 造价 文件 。 定额 计价 法 和 清单 计价 法 编制 的 依据 不 同 ， 前 
赖 定额 ， 后 者 依赖 清单 计价 规范 : 本 书 所 指 为 第 三 种 观点 。 
施工 图 设计 就 是 把 设计 者 的 意图 和 全 部 设计 结果 表达 出 来 ， 以 此 作为 施工 的 依据 。 施 
应 能 清楚 、 准 确 地 表现 各 项 设计 内 容 的 尺寸 、 位 置 、 形 状 、 材 料 、 种 类 、 数 量 、 色 彩 
构造 和 结构 ， 需 要 完成 施工 平面 图 (图 于 8)》、 地 形 设 计 图 、 种 植 平 面 图 、 园 林 建 筑 施 
等 。 深 度 应 能 满足 设备 材料 的 选择 与 确定 、 非 标准 设备 的 设计 与 加 工 制作 、 编 制 施工 
算 、 工 程 施工 和 安装 的 要 求 。 













































































= 














完成 


是 指 


图 1.8 园林 工程 施工 总 平面 图 


4. 园林 工程 结算 与 竣工 决算 

园林 工程 结算 是 指 在 工程 施工 过 程 中 ， 由 施工 单位 按 合同 约定 ， 分 不 同 阶段 进行 实际 
工程 量 的 统计 ， 经 建设 单位 核定 认可 后 ， 办 理工 程 进 度 款 的 支付 。 园 林 工 程 竣工 结算 
在 园林 工程 竣工 验收 阶段 ， 由 施工 单位 根据 合同 ， 设 计 变 更 ， 技 术 核 定单 ， 现 场 签 
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证 ， 人工 、 材 料 、 机 械 市 场 价格 ， 有 关 取 费 标准 等 竣工 资料 编制 ， 经 建设 方 或 委托 的 监理 
单位 签 认 的 工程 造价 文件 。 

园林 工程 竣工 决算 是 指 园林 工程 项 目 竣工 验收 后 ， 由 业主 或 业主 委托 单位 计算 和 编制 
的 综合 反映 园林 工程 项 目 从 筹建 到 竣工 验收 全 过 程 中 各 项 资金 使 用 情况 和 建设 成 果 的 总 结 
性 经 济 文件 。 竣 工 决算 一 般 由 一 系列 决算 报表 组 成 ， 由 建设 单位 或 建设 单位 委托 的 咨询 单 
位 编制 。 
























































| 12 园林 工程 的 项 目 划分 


1.2.1 工程 建设 的 项 目 划分 


1. 建设 项 目的 组 成 

工程 建设 项 目 由 大 到 小 分 为 建设 项 目 、 单 项 工程 、 单 位 工程 、 分 部 工程 和 分 项 
工程 。 

建设 项 目 是 指 按 一 个 总 体 设计 进行 建设 ;经 济 上 实行 统一 核算 ， 行 政 上 有 独立 的 组 织 
形式 ， 实 现 统一 管理 的 工程 项 目 。 建 设 项 目的 实施 主体 是 建设 单位 。 例 如 ， 工厂、 学 校 、 
人 矿山、 农场 、 水 利 、 风 景 名 胜 区 、 独 立 的 城市 公园 等 都 是 建设 项 目 。 一 个 建设 项 目 通常 由 
若干 个 单项 工程 组 成 。 
单项 工程 是 指 具 有 独立 的 设计 文件 ， 建 成 后 能 够 独立 发 挥 生产 能 力 或 效益 的 工程 。 单 
项 工程 是 建设 项 目的 组 成 部 分 ， 如 车 间 、 教 学 楼 、 公 园 A 区 、 公 园 B 区 等 。 单 项 工程 由 
若干 个 单位 工程 组 成 。 

单位 工程 是 指 具 有 独立 的 设计 ， 可 以 独立 组 织 施工 ,但 竣工 后 不 能 独立 发 挥 生产 能 力 
或 效益 的 工程 。 单 位 工程 是 单项 工程 组 成 部 分 ， 如 土建 工程 、 安 装 工程 、 园 林 绿 化 工程 、 
园林 建筑 ( 硬 质 景观 ) 等 。 单 位 工程 由 若干 个 分 部 工程 组 成 。 
分 部 工程 一 般 是 按 单位 工程 的 结构 形式 、 工 程 部 位 、 构 件 性 质 、 使 用 材料 、 设 备 种 
类 、 工 种 性 质 等 不 同 而 划分 的 工程 项 目 。 分 部 工程 是 单位 工程 的 组 成 部 分 ， 如 土方 、 桩 基 
础 、 混 凝 土 、 砌 筑 、 构 件 运 输 安装 、 屋 面 防水 、 门 窗 、 楼 地 面 、 墙 柱 面 、 绿 化 种 植 、 园 路 
园 桥 假山 、 园 林 景 观 、 仿 古 建筑 等 。 分 部 工程 由 若干 分 项 工程 组 成 。 

分 项 工程 是 施工 图 预算 中 最 基本 的 预算 单位 ， 它 是 按照 不 同 的 施工 方法 、 材 料 的 不 同 
岗 格 等 划分 的 工程 项 目 。 分 部 工程 是 分 部 工程 的 组 成 部 分 。 

有 时 我 们 会 将 分 部 工程 项 目 和 分 项 工程 项 目 合 在 一 起 ， 称 为 分 部 分 项 工程 项 目 。 

2. 工程 结构 的 分 解 计价 


于 建设 项 目 可 划分 为 建设 项 目 、 单 项 工程 、 单 位 工程 、 分 部 工程 和 分 项 工程 ， 园 林 
工程 概 预算 也 可 分 为 单位 工程 概 预算 、 其 他 费用 概 预算 、 单 项 工程 综合 概 预算 和 建设 项 目 
总 概算 ， 即 针对 工程 项 目的 计价 亦 可 分 解 。 以 设计 概算 为 例 ， 建 设 项 目的 概算 可 分 为 单位 
工程 概算 、 单 项 工程 概算 、 建 设 项 目 总 概算 ， 从 左 到 右 逐 级 汇总 。 以 施工 图 预算 为 例 ， 建 
设 项 目 总 预算 可 分 为 分 项 工程 预算 、 分 部 工程 预算 、 单 位 工程 预算 、 单 项 工程 预算 、 建 设 
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项 目 总 预算 ， 从 左 到 右 逐 级 汇总 。 

在 园林 工程 分 解 计价 时 ， 每 一 级 工程 计价 都 针对 同样 的 园林 工程 项 目 ， 并 随 着 园林 工 
程 项 目 不 同 的 建设 阶段 编制 不 同 的 造价 文件 。 这 也 体现 了 园林 工程 项 目 单个 性 计价 和 多 次 
性 计价 的 特点 。 




















1.2.2 园林 分 部 分 项 工程 项 目的 划分 


1. 园林 工程 的 分 类 


园林 工程 一 般 分 为 绿化 种 植 工程 、 园 路 园 桥 工 程 、 园 林 景 观 工程 、 仿 古 建筑 工程 4 
类 ， 即 4 个 分 部 工程 。 

绿化 种 植 工程 (图 1. 9) 主 要 包含 花草 树木 的 种 植 项 目 以 及 与 之 相连 带 的 工作 。《 园 林 绿 
化 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50858 一 2013) 中 对 于 绿化 种 植 分 部 工程 的 项 目 设置 分 为 绿地 
整理 、 栽 植 花 木 、 绿 地 喷灌 3 个 子 分 部 。 
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图 1.9 绿化 种 植 施工 图 
园 路 园 桥 工 程 包含 了 园林 工程 中 通常 需要 设置 的 园 路 (图 1.10、 图 1.11)、 园 桥 项 目 。 


























































































《园林 绿化 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50858 一 2013 ) 中 对 于 园 路 园 桥 分 部 工程 的 项 目 设置 
分 为 园 路 桥 工程 、 驳 岸 护岸 两 个 子 分 部 。 
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10 园 路 平面 图 与 剖面 图 
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园林 工程 计量 与 计价 





图 1.11 园 路 与 绿化 种 植 实景 图 


园林 景观 工程 包含 了 园林 工程 中 常见 的 假山 、 亭 台 、 喷 泉 、 花 架 等 项 目 。《 园 林 绿 化 


[ 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50858 一 2013) 中 对 于 园林 景观 分 部 工程 的 项 目 设置 分 为 堆 塑 假 
山 、 原 木 竹 构件 、 亭 廊 屋 面 、 花 架 、 园 林 桌 椅 、 喷 泉 安 装 和 杂项 7 个 子 分 部 。 


仿古 建筑 工程 在 园林 工程 中 经 常会 被 采用 ， 如 在 风景 名 胜 区 、 历 史 文 化 街区 、 各 类 影 


视 城 等 ， 都 有 仿古 建筑 的 踪影 。 秦 汉 建筑 、 隋 唐 建 筑 、 明 清 建筑 (图 1. 12)， 各 式 风 格 的 亭 
台 楼 阁 增 加 了 园林 工程 的 历史 厚重 感 。 在 2013 年 颁布 的 《建设 工程 工程 量 清 单 计价 规范 》 
(СВ 50500 一 2013) 中 第 一 次 编制 了 《仿古 建筑 工程 计量 规范 》(GB 50855—2013), 仿古 
建筑 的 清单 计量 与 计价 开始 有 规范 可 依 。 
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2. 园林 分 部 分 项 工程 

园林 绿化 种 植 、 园 路 园 桥 和 
量 计算 规范 》(GB 50858 一 2013 
1.13、 图 1.14 和 图 1. 15 所 示 。 
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1.12 景 墙 立 面 施工 图 





Нин, ЖИ 109 项 。 其 中 




















型 的 分 项 工程 项 目 如 





园林 景观 3 个 分 部 包含 的 分 项 工程 在 《园林 绿化 工程 工程 





@ 











伐 树 、 挖 树 根 、 砍 挖 灌木 从 、 挖 芦苇 根 
绿地 整理 4 清除 草皮 、 整 理 绿化 用 地 
屋顶 花园 基底 处 理 
栽植 乔木 、 栽 植 竹 类 、 栽 植 棕榈 类 
栽植 灌木 、 栽 植 绿 篇 、 栽 植 筝 缘 植 物 
栽植 色 带 、 栽 植 花卉 、 栽 植 水 生 植 物 
铺 种 草皮 、 喷 播 植 草 
绿地 喷灌 喷灌 设施 


绿化 种 植 工程 4 栽植 花木 


въз 绿化 种 植 分 部 的 分 项 工程 项 目 


园 路 、 路 牙 铺 设 、 树 池 围 牙 、 盖 板 、 顽 草 夸 铺 装 
石 桥 基础 、 石 桥墩 、 ва 
园 路 桥 工程 4 拱 施 石 制作 安装 、 石 施 脸 制作 安装 》 ФИНИШ 
石 桥 面 铺 装 、 石 桥 面 查 板 
石 洒 步 、 木 制 步 桥 Най 
ат 
ване 4 нш 
自然 护岸 


园 路 园 桥 工 程 


图 1.14 园 路 园 桥 分 部 的 分 项 工程 项 目 


堆 筑 土山 丘 、 堆 砌 石 假山 ~ 塑 假山 
堆 塑 假山 4 石笋 、 点 风景 行 、 Чї. Жш 


ша в 出 坡 石 台阶 
ЖЕ. ИЖ. ВБРР 
пк. нме и к мин 


草 屋面 、 竹 屋面 、 树 皮 屋面 

现 浇 混 凝 土 斜 屋面 、 现 浇 混 凝 土 攒 尖 亭 屋面 板 

就 位 预制 插 尖 亭 屋 面板 、 就 位 预制 混凝土 穹 项 

彩色 压 型 钢板 斤 尖 亭 屋面 板 、 彩 色 压 型 钢板 混凝土 容 顶 


园林 景观 工程 和 


ЗЕЕ 


木 花架 柱 梁 、 金 属 花架 柱 梁 
木 制 飞 来 椅 、 钢筋 混凝土 飞 来 椅 、 竹 制 飞 来 椅 
Бе РЕВЕ ЗЕ. ЙН ЕНЕ. {тшт 
塑 树 根 桌 使 、 塑 树 节 椅 、 塑 料 铁艺 金属 椅 
喷泉 管道 、 喷泉 电缆 
喷泉 安装 4 水 下 艺术 装饰 灯具 
电气 控制 

АТ. 石 球 
杂项 塑 仿 石 音箱 、 塑 树 皮 梁 柱 、 塑 竹 梁 柱 

花坛 铁艺 栏杆 、 标志 有 牌 

砖 石 砌 小 摆设 








图 1.15 园林 景观 分 部 的 分 项 工程 项 目 


вв = к 
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| 13 园林 工程 计量 与 计价 方法 


通常 要 编制 完成 园林 工程 建设 各 阶段 的 造价 文件 ， 有 两 种 不 同 的 计价 方法 : 定额 计价 
法 和 清单 计价 法 。 其 中 定额 计价 法 适用 于 园林 工程 投资 估算 、 设 计 概 算 以 及 采用 预算 定额 
工料 单位 编制 的 施工 图 预算 。 定 额 计价 法 用 于 工程 建设 的 前 期 和 中 期 阶段 造价 文件 的 编 
制 。 清 单 计价 法 适用 于 园林 工程 根据 招标 清单 采用 综合 单价 编制 的 施工 图 预算 和 园林 工程 
施工 过 程 中 的 价款 结算 ， 即 用 于 工程 建设 中 后 期 阶段 造价 文件 的 编制 。 而 对 于 园林 工程 的 
竣工 决算 ， 所 用 的 方法 既 非 定额 计价 法 ， 也 非 清单 计价 法 ， 主 要 采用 的 是 会 计 学 的 会 计 做 
账 原则 和 方法 。 

























































































1.3.1 清单 计价 法 


工程 量 清单 计价 方法 是 一 种 由 市 场 定价 的 计价 模式 ， 是 由 建设 产品 的 买方 和 卖方 在 建 
设 市 场 上 根据 供求 状况 、 信 息 状况 进行 自由 竞价 ， 从 而 最 终 能 够 签订 工程 合同 价格 的 方 
法 。 它 适用 于 全 部 由 国有 资金 投资 或 以 国有 资金 投资 为 主 的 建设 项 目 。《 建 设 工程 工程 量 
清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 中 规定 ; 全 部 由 国有 资金 投资 或 以 国有 资金 投资 为 主 的 
建设 项 目的 计价 必须 实行 工程 量 清单 计价 。 

清单 计价 法 首先 必须 要 有 工程 量 清单 ， 然 后 才能 根据 工程 量 清单 进行 计价 。 

1. 工程 量 清单 

工程 量 清 单 自 19 世纪 .30 年 代 产生 , 西方 国家 把 计算 工程 量 、 提 供 专业 化 工程 量 清单 
作为 业主 估价 师 的 职责 ， 所 有 的 投标 都 要 以 业主 提供 的 工程 量 清单 为 基础 ， 从 而 使 得 最 后 
的 投标 结果 具有 可 比 性 。 

从 招 投标 的 角度 看 ， 工 程 量 清单 是 按照 招标 要 求 和 施工 设计 图 纸 要 求 ， 将 拟 建 招标 工 
程 的 全 部 项 目 和 内 容 依 据 规范 中 统一 的 工程 量 计 算 规 则 和 子 目 分 项 要 求 ， 计 算 分 部 分 项 工 
程 实物 量 ， 列 在 清单 上 作为 招标 文件 的 组 成 部 分 ， 供 投标 单位 逐 项 填写 综合 单价 用 于 投标 
民 价 。 工 程 量 清单 是 编制 招标 工程 招标 控制 价 、 投 标 报价 和 工程 结算 时 调整 工程 量 的 
依据 。 
从 承 发 包 合同 签订 的 角度 看 ， 工 程 量 清单 是 把 承包 合同 中 规定 的 准备 实施 的 全 部 工程 
项 目 和 内 容 ， 按 工程 部 位 、 性 质 及 它们 的 数量 、 单 价 、 合 价 等 列表 表示 出 来 ， 用 于 投标 报 

和 中 标 后 计算 工程 价款 的 依据 ， 工 程 量 清单 是 承包 合同 的 重要 组 成 部 分 。 

我 国 工 程 量 清单 必须 依据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 中 规定 
9 工程 量 计 算 规 则 、 分 部 分 项 工程 项 目 划分 及 计算 单位 的 规定 ， 施 工 设计 图 纸 、 施 工 现场 
情况 和 招标 文件 中 的 有 关 要 求 由 招标 单位 或 具备 相应 资质 的 中 介 机 构 进行 编制 。 清 单 封面 
上 必须 有 注册 造价 工程 师 签 字 并 盖 执 业 专 用 章 方 为 有 效 。 
一 个 拟 建 项 目的 全 部 工程 量 清单 包括 分 部 分 项 工程 量 清 单 、 措 施 项 目 清单 、 其 他 项 目 
清单 、 规 费 清单 和 税金 清单 5 部 分 。 分 部 分 项 工程 量 清单 是 表明 拟 建 工 程 的 全 部 分 项 实体 
工程 名 称 和 相应 数量 的 清单 ; 措施 项 目 清单 是 为 完成 分 项 实体 工程 而 必须 采取 的 发 生 于 工 
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程 施工 过 程 中 最 后 不 会 构成 工程 实体 的 一 些 措施 性 项 目的 清单 ;其 他 项 目 清单 是 招标 人 提 








出 的 一 些 与 拟 建 工 程 有 关 的 特殊 要 求 的 项 目 清单 。 
2. 工程 量 清单 计价 











工程 量 清单 计价 是 在 建设 工程 招 投标 中 ， 招 标 人 根据 工程 量 清单 确定 综合 单价 ， 





汇总 工程 总 造价 形成 工程 招标 控制 价 作为 工程 投标 的 最 高 限额 ,或 由 投标 人 自主 报 综 














合 单价 ， 汇 总 工程 总 造价 形成 工程 商务 标书 ， 经 评审 合理 低 价 中 
模式 。 


标的 工程 造价 计价 


综合 单价 是 指 完成 一 个 规定 计量 单位 的 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 或 措施 清单 项 目 所 


需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 、 企 业 管 理 费 与 利润 ， 以 及 一 定 范 围 内 的 风险 














费用 。 























综合 单价 王 人 工 费 十 材料 费 十 机 械 费 十 企业 管理 费 十 利润 十 风险 


采用 清单 计价 法 确定 园林 工程 产品 价格 (固定 资产 投资 ) 的 基本 方法 和 公式 如 下 : 


























综合 单价 一 人 工 费 十 材料 费 十 机 械 费 十 企业 管理 费 十 利润 十 风险 
单位 工程 分 部 分 项 工程 费 一 之 ( 拟 建 园林 分 部 分 项 工程 工程 量 久 综合 单价 ) 
му теза А 6 5 [ 拟 建 园 林 工 程 措施 项 目 ( 二 ) 工 程 量 久 综合 单价 ) 十 











措施 项 目 费 (一 )] 








单位 工程 概 预算 造价 (建筑 安装 工程 费 ) 二 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 
其 他 项 目 费 十 规 费 十 税金 
单项 工程 概算 造价 一 之 单位 工程 概 预算 造价 十 设备 、 工 器 具 购 置 费 
建设 项 目 概算 造价 三 忆 单 项 工程 的 概算 造价 十 预备 费 十 工程 建设 的 其 他 费用 


1.3.2 定额 计价 法 


定额 计价 法 区 别 于 清单 计价 法 ， 是 我 国 传统 的 计价 模式 。 在 我 国 
产生 的 时 期 比 清单 计价 法 早 很 多 ， 使 用 的 时 期 也 比 清单 计价 法 长 。1 
长 期 采用 的 一 种 工程 计价 方法 。 在 2003 年 工程 计价 方法 改革 以 前 ， 




















的 工程 计价 历史 中 ， 
它 是 新 中 国 成 立 后 我 
定额 计价 法 一 直 作 


成 国 基本 建设 项 目 计 价 规 定 的 计价 方法 使 用 ， 在 工程 计价 方法 改革 以 后 ， 定 额 计价 法 仍 
我 国 工程 建设 的 前 期 阶段 采用 。 此 外 ， 在 工程 建设 的 中 期 施工 图 预算 阶段 同样 适用 于 以 
业 投资 为 主 的 建设 项 目 。《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 中 规定 ， 








以 企业 投资 为 主 的 建设 项 目 ， 可 以 实行 工程 量 清单 计价 ， 也 可 以 实行 定额 计价 。 





.定额 与 工料 单价 
定额 是 指 在 一 定 的 生产 条 件 下 ， 用 科学 方法 制定 出 生产 质量 合格 





单位 产品 所 需要 的 


劳动 力 、 材 料 和 机 械 台 班 等 数量 标准 。 定 额 一 般 分 生产 性 定额 和 计价 性 定额 。 生 产 性 定额 


主要 是 指 施工 定额 。 计 价 性 定额 包括 预算 定额 和 概算 定额 。 美 国 工程 
的 创始 人 ， 兽 在 米 德 威 尔 钢铁 厂 做 过 搬运 生铁 实验 、 施 密 特 实验 、 金 











i 泰勒 作为 定额 理论 
属 切削 实验 ， 实 验 制 





定 出 钢铁 厂 科 学 的 工时 定额 。 泰 勒 在 科学 的 工时 定额 基础 上 ,结合 有 差别 的 计件 工资 、 标 
准 的 操作 方法 、 强 化 和 协调 职能 管理 等 管理 制度 . 解决 了 工人 印 工 的 问题 。 由 此 产生 的 科 
学 管理 理论 使 美国 19 世纪 80 年 代 的 工业 生产 效率 实现 了 质 的 飞跃 。 泰 勤 所 提倡 的 科学 管 
理 理论 成 为 西方 管理 学 发 展 最 重要 的 第 二 阶段 ， 即 亚当 ，。 斯 密 古 典 经 济 学 之 后 ， 梅 奥 行为 
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ыенен 


科学 管理 理论 之 前 的 重要 阶段 ， 被 称 为 “管理 学 之 父 ”。 

中 国 的 建设 工程 造价 管理 制度 在 新 中 国 成 立 后 曾经 长 期 采用 定额 管理 。 即 工程 项 目的 
投资 估算 、 设 计 概 算 、 工 程 招 投标 中 的 标底 、 投 标 报价 ， 以 及 后 期 的 价款 结算 等 都 以 定额 
为 依据 。 定 额 在 新 中 国 成 立 后 的 54 年 间 一 直 具 有 科学 性 、 强 制 性 、 权 威 性 与 时 效 性 的 特 
点 。 直 至 2003 年 原 建设 部 标准 定额 司 开始 在 全 国 范围 内 推广 工程 量 清单 计价 模式 时 止 ， 
定额 的 权威 性 才 开 始 逐 渐 被 削弱 。 但 由 于 在 工程 量 清单 计价 中 投标 企业 分 部 分 项 工程 量 清 
单 综 合 单位 报价 仍然 需要 企业 定额 (实际 是 预算 定额 ) 来 完成 组 价 ， 以 及 工程 项 目 在 施工 招 
投标 以 前 的 工程 计价 需要 等 原因 ， 定 额 计价 法 在 当前 中 国 工程 建设 项 目 计 价 中 仍然 是 必须 
的 ， 不 能 忽略 。 
造价 文件 编制 时 采用 的 定额 多 为 计价 性 定额 ， 即 预算 定额 或 概算 定额 。 计 价 性 定额 中 
的 定额 基价 指 工料 单价 。 工 料 单价 是 定额 计价 法 采用 的 单价 类 型 ， 一 般 是 指 人 工 费 、 材 料 
费 和 施工 机 械 使 用 费 。 

























































































工料 单价 = 人 工 费 十 材料 费 十 机 械 费 
2. 定额 计价 法 公式 
定额 计价 时 ， 其 量 的 确定 遵循 定额 中 约定 的 工程 量 计 算 规 则 ， 价 的 确定 采用 工料 单价 
乘 以 定额 工程 量 。 即 根据 概算 定额 或 预算 定额 计算 分 部 分 项 工程 量 ， 再 乘 以 定额 基价 ， 得 
到 直接 工程 费 ， 继 而 进行 价差 调整 ， 最 后 再 计 提 措施 费 、 综 合 费用 、 规 费 、 税 金 ， 得 到 建 
筑 安装 工程 费 。 
采用 定额 计价 法 确定 网 林 工 程 产品 价格 (固定 资产 投资 ) 的 基本 方法 和 公式 如 下 : 
工料 (直接 工程 费 ) 单 价 二 定额 人 工 费 十 定额 材料 费 十 定额 施工 机 械 使 用 费 
式 中 : 定额 人 工 费 王 忆 ( 人 工 于 日 数量 X 人 工 日 工资 标准 ); 
定额 材料 费 = 之 (材料 用 量 关 材料 预算 价格 ); 
定额 机 械 使 用 费 二 沁 ( 机 械 台 班 用 量 X 台 班 单价 )。 
单位 工程 直接 工程 费 一 之 ( 拟 建 园 林 分 部 分 项 工程 工程 量 X 工 料 单价 ) 
单位 工程 直接 费 二 直接 工程 费 十 措施 费 
单位 工程 概 预 算 造 价 (建筑 安装 工程 费 ) 二 直接 费 十 间接 费 十 利润 十 税金 
单项 工程 概 预算 造价 二 单位 工程 概 预算 造价 十 设备 、 工 器 具 购 置 费 
建设 项 目 概 预算 造价 三 之 单项 工程 的 概算 造价 十 预备 费 十 工程 建设 的 其 他 费用 

















1.3.3 清单 计价 法 与 定额 计价 法 的 联系 和 区 别 


1. 清单 计价 法 与 定额 计价 法 的 联系 

无 论 工程 量 清单 计价 还 是 定额 计价 ， 都 适用 于 相同 的 工程 造价 计价 的 基本 原理 ， 遵 循 
工程 造价 计价 的 基本 程序 ， 满 足 工程 项 目 投资 的 基本 费用 构成 要 求 ， 并 都 为 工程 项 目 建设 
相应 阶段 的 造价 控制 服务 。 

2. 清单 计价 法 与 定额 计价 法 的 区 别 

(1) 两 种 模式 的 最 大 差别 在 于 体现 了 我 国 建设 市 场 发 展 过 程 中 的 不 同 定价 阶段 。 清 单 
计价 模式 反映 了 市 场 定价 阶段 ， 定 额 计 价 模式 更 多 地 反映 了 国家 定价 或 国家 指导 价 阶 段 。 
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(2) 两 种 模式 的 主要 计价 依据 及 其 性 质 不 同 。 清 单 计价 模式 的 主要 计价 依据 为 《建设 


工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 体 系 。 定 额 计 价 模 式 的 主要 计价 依据 为 国 


家 、 省 、 有 关 专 业 部 门 


章 定 的 各 种 定额 。 





有 相应 资质 的 工程 造价 咨询 单位 统一 计算 。 而 在 定额 计价 方法 中 ， 建 设 工程 的 








(3) 编制 工程 量 的 主体 不 同 。 在 清单 计价 方法 中 ,工程 量 由 招标 人 统一 计算 或 委托 具 











标 人 和 投标 人 分 别 按 图 计算 。 





(4) 单价 与 报价 的 组 成 不 同 。 清 单 计价 方法 采用 综合 单价 形式 ， 
费 、 材 料 费 、 机 械 使 用 费 、 管 理 费 、 利 润 ， 并 考虑 风险 
价 则 仅 包含 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 台 班 费 。 

(5) 适用 阶段 不 同 。 工 程 定额 计价 主要 适用 于 项 目 建设 前 期 各 阶段 对 于 
测 和 估计 ， 在 工程 建设 交易 阶段 ， 工 程 定额 计价 通常 只 能 作为 建设 产品 价格 























据 ， 而 工程 量 清单 计价 适用 于 合同 价格 形成 及 后 续 的 合同 价格 管理 阶段 。 





(6) 合同 价格 的 调整 方式 不 同 。 工 程 量 清单 计价 方法 在 一 般 情况 下 


综合 和 


ката 


өт А. 
综合 





























Аи Лт. 
因素 。 而 定额 计价 法 采用 的 工料 单 


- 程 量 由 招 








F 建设 投资 的 预 
成 的 辅助 依 





价 是 相对 周 


定 下 来 的 ,合同 价格 的 调整 根据 实际 完成 的 工程 量 乘 以 相对 固定 的 综合 单价 完成 。 而 定额 


计价 方法 形成 的 合同 价格 需要 调整 时 ， 主 要 调整 方式 有 变更 签证 、 定 额外 


调整 。 


(7) 工程 量 清单 计价 把 施工 措施 性 消耗 单列 并 纳入 了 竞争 的 范畴 。 工 程 量 


清单 计价 规 


范 的 工程 量 计算 规则 原则 上 以 工程 实体 的 净 尺寸 计算 ,也 没有 包含 工程 量 合理 损耗 ， 施工 


中 的 合理 损耗 应 该 包含 在 投标 人 所 报 的 综合 单价 中 。 这 一 特点 也 是 工程 定额 计 





价 的 工程 量 





计算 规则 与 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 的 工程 量 计算 规则 的 本 质 





区 别 。 


| 14 园林 工程 计量 与 计价 课程 学 习 要 求 


园林 工程 计量 与 计价 作为 园林 、 园 艺 专业 学 生 的 专业 课程 之 一 ， 





课程 设置 的 目的 是 使 


学 生 人 掌握 园林 工程 概 预算 的 基本 知识 、 理 论 和 方法 ; 让 学 生 了 解 各 类 资源 的 市 场 价格 信息 
和 相关 造价 指标 ; 了 解 工 程 造价 的 国内 外 发 展 动态 ; 掌握 编制 园林 工程 施工 图 预算 的 方 














法 ; 人 掌握 编制 园林 工程 设计 概算 的 方法 ， 以 及 培养 学 生 独 立 编制 了 














[ 程 造价 文件 的 能 力 。 本 





课程 的 理论 性 、 应 用 性 和 操作 性 都 很 强 。 学 生 需 要 通过 结合 具体 工程 案例 ， 才 能 更 好 地 学 








习 本 课程 。 
1.4.1 课程 的 特点 


1) 工程 性 


对 园林 工程 的 理解 首先 应 该 基于 工程 问题 。 园 林 工 程 是 基本 建设 的 纪 




















Ж, 1 


日 成 内 容 之 一 ， 是 
建设 项 目的 一 种 工程 类 型 。 园 林 工 程 与 建筑 工程 、 装 饰 装修 工程 、 安 装 工 


政工 程 一 





样 ， 是 建设 项 目的 一 个 种 类 。 另 一 方面 ， 园 林 工 程 也 是 建筑 工程 、 市 政工 程 等 建设 项 目 不 
可 或 缺 的 组 成 部 分 。 也 就 是 说 ， 园 林 工 程 一 方面 体现 为 园林 工程 建设 项 目 ， 另 一 方面 体现 
为 其 他 建设 项 目 不 可 或 缺 的 组 成 部 分 。 
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园 村 工程 计 星 与 计价 


2) 艺术 性 
园林 工程 项 目 无 处 不 存在 艺术 设计 ， 艺 术 思想 是 无 形 的 ， 艺 术 的 表现 形式 多 数 是 不 规 
则 的 。 合 理 的 主观 取舍 通过 数学 的 计算 表达 正确 反映 艺术 设计 所 代表 的 工程 内 容 是 本 课程 
区 别 于 其 他 工程 类 别 计 量 与 计价 课程 的 重要 特点 。 整 理 绿化 用 地 、 园 路 、 铺 装 等 在 园林 
程 设计 中 往往 以 不 规则 的 形状 体现 ， 采 用 方 格 网 法 统计 整理 绿化 用 地 面积 、 园 路 长 度 和 铺 
装 面 积 时 恰恰 需要 采用 合理 的 主观 取舍 通过 数学 计算 来 正确 地 反映 艺术 设计 所 代表 的 工程 
内 容 。 

3) 应 用 性 

本 课程 区 别 于 园林 工程 规划 设计 类 课程 ， 它 反映 的 技术 内 容 发 生 在 工程 规划 设计 之 
后 ， 工 程 施工 招 投标 之 前 ， 是 对 规划 设计 方案 的 技术 经 济 分 析 与 评价 ， 即 成 本 考量 。 在 具 
体 计 算 时 主要 体现 为 对 规范 和 定额 的 套 取 应 用 ， 按 照 规定 程序 、 рам лами 
工作 ， 较 少 需要 开放 性 、 艺 术 性 的 思维 。 另 一 方面 ， 区 别 于 力学 课 、 建 筑 经 济 与 企业 管理 
等 基础 课 或 理论 基础 课 ， 它 体现 的 是 针对 具体 工程 的 研究 ， 其 应 用 性 更 为 突出 

4) 严谨 性 

在 进行 工程 量 的 计算 时 ， 严 格 按照 清单 规范 或 定额 中 要 求 的 工程 量 计算 规则 进行 ， 
并 能 够 准确 反映 园林 工程 施工 图 纸 中 所 表达 的 工程 内 容 、 工 程 数量 ， 这 是 进行 工程 计量 
的 基本 要 求 。 数据 不 能 反映 图 纸 信息 ， 工 程 量 计算 违背 计算 规则 或 者 计算 错误 都 是 不 可 
取 的 。 在 进行 工程 计价 时 ， 如 何 根据 规范 中 约定 的 工程 内 容 进行 组 价 ， 如 何 正 确 地 根据 
工程 内 容 进 行 定 额 套 取 ， 是 减少 招标 投标 风险 ,规范 商务 标 评定 以 及 后 期 价款 结算 的 重 
要 技术 基础 ， 这 都 要 求 招标 方 和 投标 方 有 严谨 的 工作 态度 和 作风 。 

5) 时 效 性 

本 课程 反映 的 技术 内 容 所 需要 的 规范 、 定 额 、 调 价 规定 、 价 格 信息 等 计量 计价 依据 在 
实践 应 用 中 都 是 不 断 变化 的 ， 编 制 计量 与 计价 文件 要 时 时 考虑 时 效 性 的 要 求 ， 建 立时 效 性 
的 意识 。 教 材 内 容 及 学 生 学 习 的 内 容 也 要 体现 时 效 性 的 特点 。 
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1.4.2 课程 的 培养 目标 


本 课程 致力 于 培养 学 生 独立 编制 设计 概算 和 施工 图 预算 的 能 力 。 编 制 设 计 概 算 和 施工 
鲜 预 算 要 以 较 强 的 图 纸 阅 读 能 力 ， 完 整 丰富 的 费用 意识 ， 对 规范 、 定 额 加 以 灵活 套用 换算 
的 能 力 为 基础 。 这 些 能 力 的 培养 通过 教材 中 的 工程 案例 、 图 纸 资料 以 及 对 案例 的 详细 解读 
和 计算 来 实现 ， 让 学 生 在 案例 的 具体 学 习 中 掌握 计量 与 计价 的 方法 ， 加 深 对 费用 的 全 局 理 
解 和 掌握 ， 深入浅出， 生动 活泼 。 



































1.4.3 课程 的 基本 学 习 方 法 


еы ш + 

要 学 好 本 课程 ， 必 须 与 园林 工程 制图 、 园 林 建 筑 材 料 与 构造 、 园 林 绿 化 工程 施工 技 
术 、 园 林 工 程 施 组 织 管理 、 园林 植物 栽培 与 养护、 园林 绿化 工程 设计 、 园 林 绿 化 工程 招 
投标 、 计 算 机 制图 (CAD) 等 课程 相 联系 ， 以 这 些 课 程 为 基础 进行 学 习 ， 学 习 效 率 会 更 高 ， 
学 习 效果 也 会 更 明显 。 缺 乏 上 述 课程 做 基础 ， 则 会 发 生 所 学 问题 无 法 理解 ， 实 践 操作 能 力 
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жа = 论 


的 培养 无 法 达到 预期 目标 等 问题 。 

2) 理论 联系 实际 的 方法 

学 习 本 课程 应 该 与 实际 工程 相 结 合 ， 根 据 工程 案例 进行 训练 。 此 方法 不 仅 可 以 避免 在 
学 习 过 程 中 对 各 项 费用 和 定额 、 规 范 理解 时 的 枯燥 感 ， 提 高 学 习 的 兴趣 ， 还 可 以 使 学 生 熟 
悉 工 程 现状 ， 提 高 学 生 毕 业 后 融入 工程 建设 实践 的 能 力 。 

3) 熟练 运用 计算 机 

随 着 计算 机 的 普及 ,各 类 概 预算 软件 和 工程 计量 软件 被 广泛 应 用 于 园林 绿化 工程 的 计 
量 与 计价 过 程 中 。 各 种 软件 的 操作 不 尽 相同 ， 部 分 软件 需要 造价 员 把 工程 图 按照 计量 计价 
的 需要 导入 计算 机 ， 因 此 熟练 运用 计算 机 和 各 类 预算 软件 是 非常 有 必要 的 ， 也 是 做 好 概 预 
算 工 作 的 前 提 。 
























































习 题 
一 、 填 空 题 
1. 园林 工程 计量 与 计价 是 指 和 两 部 分 工作 。 
2. 在 初步 设计 阶段 编制 的 园林 工程 造价 文件 是 
3. 在 施工 图 设计 阶段 编制 的 园林 工程 造价 文件 是 А 
4. 园林 工程 一 般 分 为 和 4 个 分 部 工程 。 
二 、 选 择 题 
1. 目前 ， 园 林 工 程 计 价 的 方法 包括 ( ). 
А. 定额 计价 法 和 施工 图 预算 法 В. РЯ 
С. 理论 联系 实际 法 р. 清单 计价 法 和 定额 计价 法 
2. 园林 分 部 分 项 工程 计量 的 单位 不 包括 ( № 
А. km В. Ж 
с» О. п? 
3. 投标 报价 是 ( ) 在 获取 招标 文件 后 编制 的 关于 招标 工程 的 造价 文件 。 
А. 建设 单位 B. 施工 单位 
с. 监理 单位 р. 造价 咨询 单位 
4. 栽植 乔木 属于 ( 2 
А. 单项 工程 B. 单位 工程 
С. 分 部 工程 D. 分 项 工程 
三 、 思 考题 
1. 请 总 结 园林 工程 计量 与 计价 的 特点 。 
2. 简 述 园林 工程 造价 文件 的 组 成 ， 并 分 析 不 同 的 造价 文件 在 工程 建设 过 程 中 的 适用 阶段 。 




















3. 对 清单 计价 法 与 定额 计价 法 进行 比较 。 
4. 分析 清单 计价 法 与 定额 计价 法 适用 的 场合 。 
5. 请 简要 总 结 园林 工程 计量 与 计价 课程 的 特点 和 学 习 方法 。 














19 





5 Д = 
园林 工程 计量 与 计价 的 依据 


工程 计量 与 计价 必须 根据 规范 编制 。 国 家 标准 GB 50500 一 2013《 建 设 工 程 工程 量 清 
单 计价 规范 》 是 当前 指导 我 国 工程 计量 与 计价 的 主要 依据 之 一 。 如 何 约 定 工程 量 清单 的 编 
制 ? 如 何 约 定 工程 量 清单 计价 表 的 编制 ? 如 何 约定 工程 项 目 承 发 包 过 程 中 承包 方 与 发 包 方 
工程 价款 的 结算 ? 规范 对 于 学 习 、 理 解 和 掌握 这 些 问题 至 关 重 要 。 除 (GB 50500 一 2013) 
外 ， 我 国人 力 资 源 和 社会 保障 部 与 住房 和 城乡 建设 部 联合 发 布 的 《建设 工程 劳动 定额 园 
林 绿 化 工程 国家 标准 》(LD/T 75. 1 一 3 一 2008) 属于 园林 工程 劳动 和 劳动 安全 行业 标准 ， 
用 于 园林 企业 施工 生产 管理 和 编制 园林 工程 施工 预算 和 施工 组 织 设计 。 而 《浙江 省 园林 绿 
化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》(2010 版 ) 是 当前 指导 浙江 省 园林 工程 计量 与 计价 的 主要 规 
范 。 定 额 用 于 园林 工程 投资 估算 、 设 计 概 算 、 定 额 计价 法 施工 图 预算 以 及 清单 计价 法 园林 
分 项 工程 综合 单价 的 组 价 。 定 额 和 规范 在 编制 园林 工程 招标 控制 价 和 园林 工程 商务 标 标书 
时 都 是 不 可 或 缺 的 计算 依据 。 

Ставни ) 

1. 掌握 规范 (GB 50500--2013) е (СВ 50858--2013) 中 清单 项 目的 分 类 及 特点 ， 掌 握 
绿化 工程 、 园 路 园 桥 工程 \ 园林 景观 工程 所 包含 的 分 项 工程 内 容 、 清 单 计 量 单位 和 清单 工 
程 量 计算 规则 。 

2. 掌握 劳动 定额 的 编制 方法 和 表现 形式 ， 了 解 《 建 设 工程 劳动 定额 园林 绿化 工程 》 
(LD/T 75. 1 一 3 一 2008) 的 项 目 组 成 及 用 途 。 

3. 了解 预算 定额 的 编制 方法 ， 熟 悉 《 浙 江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》 
(2010 版 ) 上 、 下 册 所 包含 的 内 容 。 

4. 理解 规范 和 定额 在 工程 量 计算 规则 方面 的 异同 点 。 


С азяж ) 





知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 





(1) 了 解 GB 50500 一 2013 的 相关 规定 和 
СВ 50500—2003 | 要 求 


Е 工程 其 他 规范 
(2) 掌握 各 术语 的 含义 





(1) 熟悉 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 


GB 50858 一 2013 悉 计 量 单位 、 工 程 量 计算 规则 、 工 园林 工程 量 清单 














Ша 园林 工程 计量 与 计价 的 依据 














( 续 ) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
LD/T 75.1 ~ | СО 掌握 劳动 定额 的 特点 、 编 制 方法 和 表 | жая 
3 一 2008 现形 式 产量 定额 
(2) 理解 时 间 定额 表 | 
《浙江 省 园林 绿 Р 
(1) 熟悉 定额 的 结构 : 
化 及 仿古 建筑 工 Е 预算 定额 
程 预算 定额 ) (2) 掌握 定额 的 套用 和 换算 











В 基本 概念 


《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500—2013). 为 规范 工程 造价 的 计价 行为 ， 
统一 建设 工程 工程 量 清单 的 编制 和 计价 方法 ,根据 《中 华人 民 共 和 国 建筑 法 )、《 中 华人 民 
共和 国 合同 法 》 和 《中 华人 民 共 和 国 招标 投标 法 》 编 制 的 用 于 约束 工程 项 目 计量 与 计价 行 


为 的 国家 标准 。 


《建设 工程 劳动 定额 》(LD/T 75. 1 一 3 一 2008) : 反映 工程 项 目 劳动 和 劳动 安全 的 行业 
标准 ， 由 我 国 住房 和 城乡 建设 部 与 人 力 资源 和 社会 保障 部 2009 年 联合 颁发 。 

时 间 定 额 表 : 反映 分 项 工程 及 工序 作业 时 间 消 耗 标准 的 表格 。 

单位 估价 表 : 反映 分 项 工程 工料 单价 及 其 人 工 费 、 材 料 费 和 机 械 费 标准 的 表格 。 





Оса 











ЖЕ 





图 2.1 RICS 的 徽标 及 图 书馆 





皇家 特许 测量 师 学 会 (RICS) 


英国 皇家 特许 测量 师 学 会 (Royal Institution of Chartered Sur- 
veyor，RICS) 是 个 有 着 140 余年 历史 ， 被 全 球 广泛 认可 的 专业 性 
学 会 。 它 是 全 球 范围 内 对 工程 进行 工料 测量 的 先驱 。RICS 的 徽标 
及 图 书馆 如 图 2. 1 所 示 。 中 国 的 造价 工程 师 协 会 与 其 有 相似 的 属 
性 。 早 在 1868 年 ，20 名 测量 师 汇聚 于 英国 伦敦 的 威 斯 敏 斯 特 宫 
ЖЕ. 在 约翰 。 克 拉 上 顿 (John Clutton) 的 主持 下 组 成 一 个 小 组 委 
员 会 来 起 草 决议 、 流 程 和 规章 并 达成 一 致意 见 ， 最 终 筹 建成 
RICS。John Clutton 被 推选 为 测量 师 学 会 的 首届 主席 ， 办公室 就 
设 在 伦敦 著名 的 大 本 钟 对 面 ， 至 今 这 里 仍然 是 RICS 全 球 的 行政 
总 部 。 目 前 RICS 有 超过 14 万 名 会 员 分 布 在 全 球 146 个 国家 ; 拥 
有 400 多 个 RICS 认可 的 相关 大 学 学 位 专业 课程 ， 每 年 发 表 超过 
500 多 份 研究 及 公共 政策 评论 报告 ， 向 会 员 提供 覆盖 17 个 专业 领 
域 和 相关 行业 的 最 新 发 展 趋势 。 





| 2. 1 建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 


新 中 国 成 立 以 来 ， 我 国 颁发 了 一 系列 工程 计价 的 依据 ， 列 入 国家 标准 ， 包 括 1957 年 
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аганын 


全 国 统一 的 《建筑 工程 预算 定额 》 1981 年 全 国 统一 的 《建筑 工程 预算 定额 》 第 2 版 、 
1995 年 《全 国 统一 建筑 工程 基础 定额 》(GJD 一 101 一 95) 2002 年 《全国 统一 建筑 装饰 装修 
工程 消耗 量 定 额 》(GYD 一 901 一 2002) 和 2003 年 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 
50500 一 2003) 等 。 其 中 《建设 工程 工程 量 清 单 计价 规 范 》(GB 50500 一 2013) 由 原 国 家 建设 
部 和 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 联合 发 布 。 
自 2003 年 开始 ， 在 园林 工程 招 投标 中 ,招标 单位 在 招标 文件 发 放 前 会 独立 编制 或 委 
托 具有 相应 资质 的 中 介 咨 询 单位 编制 招标 工程 的 工程 量 清单 。 工 程 量 清单 作为 招标 文件 的 
组 成 部 分 一 起 发 放 给 前 来 参加 投标 的 投标 单位 。 在 投标 单位 投标 报价 过 程 中 ， 工 程 量 清单 
为 量 的 统一 标准 使 所 有 的 投标 单位 具备 了 相同 的 竞争 前 提 ， 投 标 单位 只 需要 在 工程 量 清 
单 中 报 出 分 项 工程 的 综合 单价 并 汇总 ， 即 可 完成 投标 报价 的 主要 工作 。 投 标 工作 由 此 变 得 
简单 易 行 。 在 投标 时 ， 投 标 单 位 之 间 竞 争 的 是 综合 单价 ， 而 非 工程 量 。 这 是 一 种 借鉴 于 英 
国 的 工程 招 投标 模式 。 
招标 单位 在 编制 工程 量 清单 时 主要 的 依据 是 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 
50500 一 2003)。 在 GB 50500—2003 中 首次 将 分 项 工程 的 项 目 编码 定 为 全 国 统一 的 12 位 ， 
义 期 实现 全 国清 单项 目 报价 的 信息 共享 ， 学习 国外 先进 的 工程 造价 管理 经 验 。2008 年 ， 
《建设 工程 工程 量 清 单 计 价 规范 》 更 新 为 一 个 新 的 版 本 СВ 50500 一 2008。2012 年 颁布 的 
《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 征 求 意见 稿 GB 50500—2013. 2013 年 7 月 开始 实施 。 
《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 中 包含 的 国家 标准 共计 9 个 专业 :《 房 
以 建筑 与 装饰 工程 计量 规范 》(GB 50854 一 2013)、 《通用 安装 工程 计量 规范 》(GB 
50856 一 2013)、《 市 政工 程 计量 规范 》(GB 50857 一 2013)* 《园林 绿化 工程 工程 量 计 算 规 
#1) (СВ 50858 一 2013)、《 仿 古 建筑 工程 计量 规范 》CGB 50855 一 2013)、《 矿 山 工程 工程 
量 计 算 规范 》GB 50859 一 2013)、《 构 筑 物 工程 工程 量 计 算 规 范 》(GB 50860 一 2013)、《 城 
市 轨道 交通 工程 工程 量 计算 规范 》 ССВ 50861 一 2013) 、《 爆 破 工程 工程 工程 量 计算 规范 》 
(СВ 50862 一 2013) 。 
园林 绿化 工程 涉及 普通 公共 建筑 物 等 工程 的 项 目 ， 按 国家 标准 《房屋 建筑 与 装饰 工程 
计量 规范 》(GB 50854--2013) 的 相应 项 目 执行 ;涉及 仿古 建筑 工程 的 项 目 ， 按 国家 标准 
《仿古 建筑 工程 计量 规范 》(GB 50855 一 2013) 的 相应 项 目 执行 ;涉及 电气 、 给 排水 等 安装 
工程 的 项 目 ， 按 照 国家 标准 《通用 安装 工程 计量 规范 》 ССВ 50856 一 2013) 的 相应 项 目 执 
行 ; 涉及 市 政道 路 、 室 外 给 排水 等 工程 的 项 目 . 按 国家 标准 《市 政工 程 计量 规范 》(GB 
50857 一 2013) 的 相应 项 目 执 行 。 





































































































2.1.1 总 则 








《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 总 则 首先 提出 其 适用 于 建设 工程 
工程 计价 活动 ， 全 部 使 用 国有 资金 投资 或 以 国有 资金 投资 为 主 的 建设 工程 发 、 承 包 必须 采 
- 程 量 清单 计价 。 非 国有 资金 投资 为 主 的 建设 项 目 ， 可 以 采用 工程 量 清单 计价 。 其 次 ， 总 
则 还 指出 工程 量 清单 、 招 标 控制 价 、 投 标 报价 、 中 标 后 的 价款 结算 应 该 由 具有 相应 资格 的 工 
程 造价 专业 人 员 承 担 。 建 设 工程 工程 量 清单 计价 应 该 遵循 客观 、 公 正 、 公 平 的 原则 。 建 设 
工程 工程 量 清单 计价 活动 ， 除 应 该 满足 《建设 工程 工程 量 清 单 计价 规范 》(GB 50500 一 
2013) 的 要 求 外 ,还 应 符合 国家 现行 有 关 标 准 的 规定 。 
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тЫ 园林 工程 计量 与 计价 的 依据 


《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 中 的 强制 性 条 款 包括 以 下 


两 条 。 





(1) 全 部 使 用 国有 资金 或 以 国有 资金 投资 为 主 的 大 中 型 建设 工程 执行 本 规范 。 





(2) 规范 中 要 求 强制 执行 的 4 个 统一 。 
Ф 统一 的 分 部 分 项 工程 项 目 名 称 。 
@ 统一 的 计量 单位 。 

@ 统一 的 工程 量 计算 规则 。 

Ф 统一 的 项 目 编码 。 


2.1.2 ЖЕ 


1. 工程 量 清单 


工程 量 清单 是 表现 拟 建 工程 的 分 部 分 项 工程 项 目 、 措 施 项 目 、 其 他 项 目 、 规 费 项 目 和 


税金 项 目的 名 称 和 相应 数量 的 明细 清单 。 
工程 量 清单 一 般 由 分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清 单 、 其 他 项 目 清 刘 
税金 清单 组 成 。 其 中 分 部 分 项 工程 量 清单 和 措施 项 目 清单 (二 ) 包 括 项 目 编 


和 外、 规 费 清单 和 
码 、 项 目 名 称 、 


项 目 特征 、 计 量 单位 和 工程 量 5 个 组 成 要 件 :清单 中 的 工程 量 主要 表现 的 是 工程 实体 的 工 
程 量 。 清 单 工程 量 是 招标 人 估算 出 来 的 ， 仅 作为 投标 报价 的 基础 。 结 算 时 的 工程 量 应 以 招 


标 人 或 由 其 授权 委托 的 监理 工程 师 核准 的 实际 完成 量 为 依据 。 

2 招标 工程 量 清单 

招标 工程 量 清单 是 招标 人 依据 国家 标准 、 招 标 文 件 、 设 计 文 件 以 及 施 - 
编制 的 ， 随 招标 文件 发 布 供 投标 报价 的 工程 量 清单 。 招 标 工程 量 清单 必须 
组 成 部 分 ， 其 准确 性 和 完整 性 由 招标 人 负责 。 





-现场 实际 情况 
为 招标 文件 的 





招标 工程 量 清单 标明 的 工程 量 是 投标 人 投标 报价 的 共同 基础 ， 竣 工 结算 的 工程 量 按 
发 、 承 包 双 方 在 合同 中 约定 应 予 计 量 且 实 际 完成 的 工程 量 确定 。 合 同 履行 期 间 ， 出 现 招标 
工程 量 清单 项 目 缺 项 的 ， 发 、 承 包 双 方 应 调整 合同 价款 。 招 标 工程 量 清单 中 出 现 缺 项 ， 造 
成 新 增 工程 量 清 单项 目的 ， 应 确定 单价 ， 调 整 分 部 分 项 工程 费 。 由 于 招标 工程 量 清 单 中 分 
部 分 项 工程 出 现 缺 项 ， 引 起 措施 项 目 发 生变 化 的 ， 应 在 承包 人 提交 的 实施 方案 被 发 包 人 批 








准 后 ， 计 算 调 整 的 措施 费用 。 
3. 已 标价 工程 量 清 单 








已 标价 工程 量 清单 是 指 构成 合同 文件 组 成 部 分 的 投标 文件 中 已 标明 价格 ， 经 算术 性 错 





误 修正 (如 有 ) 且 承包 人 已 确认 的 工程 量 清单 ， 包括 对 其 的 说 明和 表格 。 
4. 工程 量 偏差 
工程 量 偏差 是 指 承包 人 按照 合同 签订 时 的 图 纸 ( 含 经 发 包 人 批准 由 承包 























人 提供 的 图 纸 ) 





实施 ， 完 成 合同 工程 应 予 计量 的 实际 工程 量 与 招标 工程 量 清单 列 出 的 工程 量 之 间 的 偏差 。 


5. 项 目 编码 
项 目 编码 是 指 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 名 称 的 数字 标示 。 


ыенен 











项 目 编码 采用 12 位 阿拉 伯 数 字 标 示 ( 图 2. 2) 。 其 中 一 、 二 、 三 、 四 级 编码 统一 ; 第 五 
级 编码 由 编制 人 自行 设置 。 第 一 级 表示 分 类 码 (两 位 ) : 建筑 工程 、 装 饰 装修 工程 为 01、 仿 
古 建筑 工程 为 02、 安 装 工程 为 03 、 市 政工 程 为 04、 园 林 绿 化 工程 为 05、 矿 山 工 程 为 06。 
第 二 级 表示 章 顺 序 码 (两 位 )、 第 三 级 表示 节 顺 序 码 (两 位 )、 第 四 级 表示 清单 项 目 码 (三 
位 )、 第 五 级 表示 具体 清单 项 目 码 (三 位 )。 


05 02 01 004 001 



































具体 的 清单 项 目 码 

第 4 项 树 池 围 牙 . 盖 板 
В. 1 园 路 、 园 桥 工 程 
附录 B 园 路 .网 桥 工程 
园林 绿化 工程 

图 2.2 项 目 编号 标示 

















6. 项 目 名 称 和 项 目 特征 


项 目 名 称 即 分 部 分 项 工程 量 清单 中 的 分 项 工程 名 称 。 项 目 名称 应 按 规范 的 项 目 名称 结 
合 拟 建 工 程 的 项 目 实际 确定 。 以 附 规范 中 的 分 项 工程 项 目 名称 为 基础 ， 考 虑 该 项 目的 规 
格 、 型 号 、 材 质 等 特征 要 求 ， 结 合 拟 建 工 程 的 实际 情况 ， 使 其 工程 量 清单 项 目 名 称 具 体 
化 、 细 化 ， 能 够 反映 影响 工程 造价 的 主要 因素 。 

项 目 特征 是 构成 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 、 措 施 项 目 自身 价值 的 本 质 特 征 。 项 目 特征 
按 规范 中 规定 的 项 目 特征 内 容 ， 结 合 拟 建 工程 项 目的 实际 予以 描述 ， 满 足 确定 综合 单价 的 
需要 。 在 描写 项 目 特征 时 ,应 注意 哪些 是 必须 描述 的 ， 哪 些 是 可 以 不 描述 的 ， 哪 些 是 可 不 
详细 描述 的 。 

例如 ， 景 墙 必须 描述 的 项 目 特征 如 下 。 

(1) 土质 类 别 。 

(2) 热 层 材料 种 类 。 

(3) 基础 材料 种 类 、 规 格 。 

(4) 墙 体 材料 种 类 、 规 格 。 

(5) 墙 体 厚度 。 

(6) 混凝土 、 砂 浆 强 度 等 级 、 配 合 比 。 

(7) 饰 面 材料 种 类 。 
承包 人 在 招标 工程 量 清单 中 对 项 目 特征 的 描述 ， 应 被 认为 是 准确 和 全 面 的 ， 并 且 与 实 
际 施工 要 求 相 符合 。 承 包 人 应 按照 发 包 人 提供 的 工程 量 清单 ， 根 据 其 项 目 特征 描述 的 内 容 
及 有 关 要 求实 施 合 同 工 程 ， 直 到 其 被 改变 为 止 。 

合同 履行 期 间 ， 出 现实 际 施工 设计 图 纸 ( 含 设计 变更 ) 与 招标 工程 量 清 单 任 一 项 目的 特 
征 描述 不 符 ， 且 该 变化 引起 该 项 目的 工程 造价 增 减 变化 的 ， 应 按照 实际 施工 的 项 目 特征 重 
新 确定 相应 工程 量 清单 项 目的 综合 单价 ， 计 算 调 整合 同 价款 。 

т. 计量 单位 与 工程 量 计算 规则 

计量 单位 应 采用 基本 单位 。 以 质量 计算 的 项 目 以 t 或 kg 为 单位 ， 以 体积 计算 的 项 目 以 
24 
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为 单位 ， 以 面积 计算 的 项 目 以 пу 为 单位 ， 以 长 度 计算 的 项 目 以 m 为 单位 ， 以 自然 计量 单位 计 

















算 的 项 目 以 株 、 丛 、 个 、 套 、 块 、 座 为 单位 ， 没 有 具体 数量 的 项 目 以 系统 、 项 为 单位 。 


清单 
定额 规则 
只 有 现 浇 
单项 目的 
十 深度 计 

当 清 
па 为 单位 
单位 时 ， 





工程 量 的 计算 应 该 遵守 规范 中 的 工程 量 计 算 规则 。 一 般 情 况 下 ， 清 单 规则 往往 比 
综合 。 例 如 ， 预 算 定额 中 的 基础 包括 垫 层 、 模 板 、 现 浇 混 凝 土 基础 3 项 ， 清 单 中 
混凝土 基础 一 项 ， 模 板 作为 措施 项 目 另 列 ， 垫 层 与 混凝土 基础 合 二 为 一 。 部 分 清 
清单 工程 量 计算 方法 与 定额 不 同 。 例 如 ， 清 单 “ 控 基础 土方 ”以 垫 层 底面 积 乘 控 
算 ， 定 额 工程 量 “ 控 基 础 土方 ”要 考虑 放 坡 和 工作 面 的 需要 。 

单 工程 量 以 с 为 单位 时 ， 计 算 结果 要 求 保留 3 位 小 数 。 当 清单 工程 量 以 п”, пе, 
上 时， 计算 结果 保留 两 位 小 数 。 当 清单 工程 量 以 株 、 丛 、 个 、 套 、 块 、 系 统 、 项 为 
计算 结果 保留 整数 。 
































8. 工程 内 容 


工程 
一 般 不 用 
中 的 描述 


内 容 是 指 完成 该 清单 项 目 可 能 发 生 的 具体 工程 。 实 际 工程 招标 时 ,工程 量 清单 中 
写 出 工程 内 容 。 投 标 单位 在 理解 工程 量 清单 中 的 分 部 分 项 工程 内 容 时 应 该 以 规范 
为 准 。 例 如 ,“ 砖 墙 ”项 目的 工程 内 容 包括 搭 拆 内 外 墙 脚手架 、 运 输 、 砌 砖 、 勾 


颖 等“ 天棚 吊 项 ”项 目的 工程 内 容 包括 基层 清理 、 龙 骨 安 装 、 基 层 板 铺 贴 、 面 层 铺 贴 、 


ХЕ, ЭШ 





防护 材料 、 油 漆 。 


9. 措施 项 目 



































措施 项 目 是 发 生 于 工程 施工 前 和 施工 过 程 中 技术 、 生 活 、 安 全 等 方面 的 非 工程 实体 项 
目 。 措 施 项 目 根据 专业 类 别 的 不 同 可 以 分 为 一 般 措施 项 目 和 建筑 工程 、 装 饰 装修 工程 、 安 
装 工程 、 市 政工 程 、 园 林 绿 化 工程 、 矿 山 工 程 等 专业 工程 项 目 ， 见 表 2. 1 。 

表 2.1 一 般 措施 项 目 

序号 项 目 名 称 

1 安全 文明 施工 ( 含 环境 保护 、 文 明 施 工 、 安 全 施工 、 临 时 设施 ) 

2 夜间 施工 

3 二 次 搬运 

4 冬 雨 季 施 工 

5 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 

6 施工 排水 

7 施工 降水 

8 地 上 、 地 下 设施 。 建 筑 物 的 临时 保护 设施 

9 已 完工 程 及 设备 保护 








措施 项 目 有 两 类 : 措施 项 目 (一 ) 和 措施 项 目 ( 二 ) 。 
措施 项 目 ( 一 ) 用 于 不 能 计算 工程 量 的 措施 项 目 ， 以 “项 ”为 计量 单位 进行 编制 。 措 施 


项 目 ( 二 ) 
项 目 编码 























用 于 可 以 计算 工程 量 的 措施 项 目 。 宜 采用 分 部 分 项 工程 量 清单 的 方式 编制 ， 列 出 
、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 和 工程 数量 。 


10. 暂 列 金额 和 暂 估价 


暂 列 














金额 是 招标 人 在 工程 量 清单 中 暂 定 并 包括 在 合同 价款 中 的 一 笔 款 项 。 用 于 施工 合 
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ыенен 


同 签 定时 尚未 确定 或 不 可 预见 的 材料 、 设 备 、 服 务 的 采购 ， 施 工 合同 变更 ， 索 赔 和 现场 签 














证 确认 费 


ЖЕН Л. 














已 签约 合同 价 中 的 暂 列 金额 由 发 包 人 掌握 使 用 。 发 包 人 所 作 支 付 后 ， 暂 列 金额 如 有 余 


暂 估价 (材料 暂 估 价 、 专 业 工 程 暂 估价 ) 是 招标 人 在 工程 量 清单 中 提供 的 用 于 支付 必然 











发 生 但 暂时 不 能 确定 价格 的 材料 单价 ， 以 及 专业 工程 金额 。 暂 估价 包括 材料 暂 估 价 、 专 业 














[ 程 暂 估价 。 其 中 材料 暂 估 价 应 计 人 分 部 分 项 工程 量 清单 的 综合 单价 报价 中 。 


管理 ， 以 及 施工 现场 管理 、 竣 工资 料 汇总 整理 等 所 发 生 的 费用 。 


同 约定 的 综合 单价 计价 。 








п. 总 承包 服务 费 和 计 日 工 
总 承包 服务 费 是 指 为 配合 协调 发 包 人 进行 专业 工程 分 包 、 发 包 人 自行 采购 的 材料 设备 











计 日 工 是 指 在 施工 过 程 中 完成 发 包 人 所 提出 的 施工 图 纸 以 外 的 零星 项 目 或 工作 ， 按 合 








采用 计 日 工 计价 的 任何 一 项 变更 工作 ， 承 包 人 应 在 该 项 变更 的 实施 过 程 中 ， 每 天 提交 


以 下 报表 和 有 关 和 凭证 送 发 包 人 复核 。 


) 工作 名 称 、 内 容 和 数量 。 

(2) 投入 该 工作 所 有 人 员 的 姓名 、 工 种 、 级 别 和 耗 用 工时 。 

(3) 投入 该 工作 的 材料 名 称 、 类 别 和 数量 。 

) 投入 该 工作 的 施工 设备 型 号 、 人 台数 和 耗 用 台 时 。 

(5) 发 包 人 要 求 提交 的 其 他 资料 和 凭证 。 

12. 施工 索赔 和 现场 签证 

在 工程 合同 履行 过 程 中 ,合同 当事人 一 方 因 非 己方 的 原因 而 遭受 损失 ， 按 合同 约定 或 





法 规 规定 应 由 对 方 承担 责任 ， 从 而 向 对 方 提出 补偿 的 要 求 。 


现场 签证 是 指 发 包 人 现场 代表 与 承包 人 现场 代表 就 施工 过 程 中 涉及 的 责任 事件 所 作 的 


签 认 证 明 。 


程 了 





与 发 包 人 批准 的 延长 工期 之 和 ， 承 包 人 应 向 发 包 人 赔偿 损失 发 生 的 费用 。 


13. 提前 竣工 费 和 误 期 赔偿 费 
提前 竣工 ( 赶 工 ) 费 是 指 承 包 人 应 发 包 人 的 要 求 ， 采取 加 快 工程 进度 的 措施 ， 使 合同 工 
[期 缩短 产生 的 ， 应 由 发 包 人 支付 的 费用 。 
误 期 赔偿 费 是 指 承 包 人 未 按照 合同 工程 的 计划 进度 施工 ， 导 致 实际 工期 大 于 合同 工 





14. 企业 定额 
企业 定额 是 指 施工 企业 根据 本 企业 的 施工 技术 和 管理 水 平 而 编制 的 人 工 、 材 料 和 施工 








机 械 台 班 等 的 消耗 标准 。 


害 保险 。 


15. 规 费 和 税金 
规 费 包 含 工 程 排 污 费 、 工 程 定额 测定 费 、 社 会 保障 费 、 住 房 公积金 和 危险 作业 意外 伤 


税金 包括 营业 税 、 城 乡 维护 建设 税 和 教育 费 附 加 。 
规 费 和 税金 应 按 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 的 规定 计算 ， 不 得 作为 竞争 性 费用 。 
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16. 招标 控制 价 、 投 标价 、 签 约 合同 价 及 竣工 结算 价 

招标 控制 价 是 指 招 标 人 根据 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 颁发 的 有 关 计 价 依据 和 办 
法 ， 以 及 拟定 的 招标 文件 和 招标 工程 量 清单 ， 编 制 的 招标 工程 的 最 高 限 价 。 

投标 价 是 指 投标 人 投标 时 报 出 的 工程 合同 价 。 

签约 合同 价 是 指 发 、 承 包 双 方 在 施工 合同 中 约定 的 ， 包 括 暂 列 金额 、 暂 估价 、 计 日 工 
的 合同 总 金额 。 

竣工 结算 价 (合同 价格 ) 是 发 、 承 包 双 方 依据 国家 有 关 法 律 、 法 规 和 标准 规定 ， 按 照 合 
同 约定 确定 的 ,包括 在 履行 合同 过 程 中 按 合 同 约定 进行 的 工程 变更 、 索 赔 和 价款 调整 ， 是 
承包 人 按 合同 约定 完成 了 全 部 承包 工作 后 ， 发 包 人 应 付 给 承包 人 的 合同 总 金额 。 




















2.1.3 计价 风险 


СВ 50500—2013 首次 将 风险 列 入 规范 。 

а) 采用 工程 量 清单 计价 的 工程 ， 应 在 招标 文件 或 合同 中 明确 计价 中 的 风险 内 容 及 其 范 
围 (幅度 ) ， 不 得 采用 无 限 风险 、 所 有 风险 或 类 似 语句 规定 计价 中 的 风险 内 容 及 其 范围 (幅度 ) 。 

(2) 出 现下 列 影 响 合 同 价款 的 因素 ， 应 由 发 包 人 承担 。 

Ф 国家 法 律 、 法 规 、 规 章 和 政策 变化 。 

@ 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 人 工 费 调整 。 

(3) 由 于 市 场 物价 波动 影响 合同 价款 ， 应 由 发 承包 双方 合理 分 摊 并 在 合同 中 约定 。 合 
同 中 没有 约定 ， 发 、 承 包 双 方 发 生 争议 时 ， 按 下 列 规 定 实施 。 

Ф© 材料 、 工 程 设备 的 涨幅 超过 招标 时 基准 价格 5% 以 上 由 发 包 人 承担 。 

©) 施工 机 械 使 用 费 涨 幅 超 过 招标 时 的 基准 价格 10% 以 上 由 发 包 人 承担 。 

(4) 由 于 承包 人 使 用 机 械 设 备 、 施 工 技术 以 及 组 织 管理 水 平等 自身 原因 造成 施工 费用 
增加 的 ， 应 由 承包 人 全 部 承担 。 

(5) 不 可 抗力 发 生 时 ， 影 响 合同 价款 的 ， 按 GB 50500 一 2013 第 9. 11 条 的 规定 执行 。 











2.1.4 园林 绿化 工程 工程 量 计 算 规范 








园林 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清单 需要 根据 国家 标准 《园林 绿化 工程 工程 
量 计算 规范 》(GB 50858 一 2013) 进行 编制 。 《园林 绿化 工程 工程 量 计 算 规 范 》(GB 
50858 一 2013) 分 为 4 个 部 分 : 绿化 工程 (附录 A) 、 园 路 园 桥 工程 (附录 В), РАМА Г 
(附录 C) 和 措施 项 目 (附录 D) 。 

1 绿化 工程 清单 项 目 及 计算 规则 

绿化 工程 是 指 树木 、 花 卉 、 草 坪 、 地 被 植物 等 的 植物 种 植 工程 。 绿 化 工程 主要 包含 园 
林 工 程 中 常见 的 乔 灌木 起 挖 ， 乔 灌木 、 色 带 、 绿 篇 栽植 ， 草 皮 播 种 、 绿 地 喷灌 等 项 目 。 在 工 
程 设计 图 纸 中 常见 于 乔木 种 植 施 工 图 、 灌 木 草 种 植 施 工 图 以 及 苗木 表 施工 图 。 这 些 施工 图 所 
表达 的 工程 内 容 一 般 套 取 附录 A“ 绿 化 工程 ”。 例 如 ， 某 工程 灌木 草 种 植 图 如 图 2. 3 所 示 。 

绿化 工程 项 目的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 清 单 工程 量 计算 规则 和 
工程 内 容 见 表 2.2. 
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图 2.3 早 竹 园 灌木 草 种 植 图 














































































































表 2.2 绿化 工程 (编号 : 050101 一 050103) 
项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特 征 计量 单位 | 工程 量 计 算 规则 工程 内 容 
050101001 | ”砍伐 乔木 树干 胸径 
050101002 х 地 径 
сы Е. QD 砍伐 、 控 、 
050101003 | ЖА „ш 清除 、 理 理 
及 根 株 ( 株 从 ) | 按 数量 计算 | св # 物 
050101004 ИЕП АШ | ване 运输 
жере (3) 场地 清理 
050101005 та ЖЯ] мр 
050101006 清除 草皮 从 高 
А 清除 地 被 а 
050101007 植物 植物 种 类 
_ 屋面 做 法 、 屋 面 高 度 、 
050101008 屋面 清理 垂直 运输 方式 
种 植 土 回 | 回填 土质 要 求 、 取 土 运 
050101009 | ПУ ш, БЕ РР 
хлуд, А (1) 土方 控 、 运 
按 设 计 图 示 
土壤 类 别 、 土 质 、 取 土 $ р (2) 回填 
050101010 |, Е ди. ишик, жи " Ка КЕШ) (эзер. Ни 
- 运 距 ё (4) 废弃 物 运输 
绿地 起 坡 | 回填 土质 要 求 、 回 填 厚 
08010101 = 度 、 取 土 运 距 、 起 坡 高 度 
找平 层 、 防 水 层 、 排 水 
650101012 屋顶 花园 基 层 、 过 滤 层 、 回填 层 厚 
底 处 理 度 、 种 类 、 做 法 、 材 质 、 











屋顶 高 度 、 垂 直 运输 方式 
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( 续 ) 
项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
_ | 乔木 种 类 、 胸 径 、 养 
050102001 栽植 乔木 护 期 
050102002 | “栽植 灌木 ИЖ. ЖА. 38 
护 期 КОНУ 
按 设 计 图 示 
ОКО | 数量 计算 
ара 竹 种 类 、 竹 胸径 、 养 
050102003 | ЖИ 护 期 
050102004 | “栽植 棕榈 类 | 种 类 、 株 高 、 养 护 期 
Е = ураа, 绿 篇 种 类 、 篇 高 、 行 тй 以 长 度 或 面 
050102005 | ЖЖЖ 数 、 间 距 、 养 护 其 m/m ри 
Р ВНЖ ож ны | 按 设计 图 示 
050102006 | ии 攀缘 植物 种 类 、 养 护 其 ® | 数量 计算 
| вица 色 带 种 类 、 株 高 、 株 | 按 设计 图 示 
а то | 面积 计算 со ее 
(2) 运输 
а че 花卉 种 类 、 株 距 、 养 = (3) 栽植 
050102008 | ”栽植 花卉 | 株 /m | 按 设计 图 示 | 4) 支撑 
以 数量 或 面积 | (5) 草 强 绕 树干 
Не (6) 养护 
050102009 |, Ж ЧЕ 水 生 植物 种 类 、 养 护 期 | Алт 
植物 
垂直 墙 体 绿 | ”植物 种 类 、 生 长 年 数 或 
050102010 | 化 种 植 地 ( 干 )、 径 、 养 护 期 
те 草本 花卉 种 类 、 高 度 或 
05010201 раб ане, йин, М 
植 形 式 、 养 护 期 
ТЕ с Ў 按 设计 图 示 
050102012 | вн а МНЯ те | 而 可 计算 
050102013 | ШУМЕН 草 籽 种 类 、 养 护 期 
050102014 та 草 砖 内 草 ( 籽 ) 种 类 、 养 护 期 
050102015 | #8 种 类 、 规 格 




















патентзънп 


























( 续 ) 
项 目 编号 | ”项目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 | тена 
Е „ы | 材料 品种 、 箱 钵 外 形 尺 | „ 按 设计 图 示 | ”制作 、 运 输 、 
050102016 | ЖМЖ | 寸 、 防 护 材料 种 类 Г | 数量 计算 | 安放 
管道 品种 、 规 格 、 管 件 
050103001 喷灌 管线 | 品种 、 规 格 、 管 道 固定 方 п 按 设计 图 示 
安装 式 、 防 护 材料 种 类 、 油 漆 以 长 度 计算 
品种 、 刷 漆 遍 数 
ВЕНУ. М 
КУН. Й 
铺设 、 固 筑 、 感 
应 电 控 设施 安 
装 、 水 压 试验 、 
тай, МП. ми и 
ла и | 头 、 品 种 、 规 格 < 管道 附 ри ® А 
050103002 жок Е. МГ. шз. тез 个 
式 、 防 护 材料 种 类 、 油 漆 
品种 、 刷 漆 遍 数 




















: 1. 挖 填 土 石 方 应 按 《 房 屋 建筑 与 装饰 工程 计量 规范 》 ССВ 50854 一 2013) 附 录 А 相关 项 上 日 编码 


列 项 。 
„МОЖЕ 


2. 园 路 园 桥 工程 清单 项 目 及 计算 规则 





道路 工程 和 交通 公路 工程 。 
道 、 两 仙 
园 桥 (图 2. 4) 在 风 





























园 路 在 风景 名 胜 区 、 城 市 公园 、 


的 路 牙 3 个 项 目 。 
景 名 胜 区 、 
于 城市 立交 桥 或 城市 大 型 过 江 ( 河 ) 桥 ， 构 造 亦 不 

















应 按 市 政工 程 计量 规范 相关 项 目 编码 列 项 。 


小 区 景观 等 园林 工程 中 非常 常见 
网 路 往往 结构 较为 简单 ， 一 般 包含 АЖИ ЕЕ, ШОЛ 


， 它 区 别 于 城市 市 政 


城市 公园 等 园林 工程 中 多 数 为 简 支 梁 混 凝 土 桥 或 石板 桥 。 
杂 。 清 单项 目 包含 桥 基础 、 桥 墩 























[= 桥 Н 等 ° 

КУК. РАЊЕ ЛУПИЛ, ТНА 0А е ЛИРА ВХ не ДЕЯН. ПАК ИМ АЕ 
(图 2.5), КАЕ С 2. 6) 、 散 铺 砂 卵 石 护 岸 和 框 格 花木 护坡 4 类 。4 种 驶 岸 除 套 取 本 
мл на. иа Н МЫШ. 

园 路 园 桥 工 程 项 目的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 清 单 工程 量 计 算 规 
则 和 工程 内 容 见 表 2. 3。 








高 湖 石 台阶 (自然 面 ) 


30 厚 1:2 水 泥 砂 汉 


300 厚 C20 混 凝 土 垫 层 


B 





材 z 栈 。 园林 工程 计量 与 计价 的 依据 





桥 两 侧 栏杆 均 为 高 湖 石 ( 手 苹 面 ) 




















园 路 



























































ЦЕ 



























































老 石 条 砌 筑 (M7.3) 


*" 一 书 00 厚 C25 钢 筋 混凝土 916@150 双 层 双向 

































































图 2.5 В 图 2.6 ВЖЕ 
#23 园 路 、 园 桥 工程 (编号 : 050201) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 Pie 工程 量 计算 规则 тена 
ү Еа 
垫 层 和 路 面 厚 、 宽 、 材 ? 路 基 床 整理 、 
料 种 类 ， ЕШ а 厂 一 一 一 一 垫 层 销 筑 、 路 面 
Я з 按 设计 图 示 尺 寸 以 4 
050201002 | шош 。 | 级、 砂浆 强 度 等 级 ав Трава ШЖ. Вет 
不 包括 路 牙 
肆 层 和 路 牙 材料 种 类 ， шык 基层 整理 、 执 
050201003 | “路 牙 铺设 НЕБЕ, ЮЕШ | 层 铺设 、 路 政 
度 等 级 铺设 
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ыенен 




































































( 续 ) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 ИЙ | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
050201004 | _ 树 池 围 牙 .| 围 牙 种 类 、 铺 设 方式 .| ， 基层 理 理 、 赎 
ки 盖 板 种 类 牙 盖 板 运输 铺设 
мами, мала. раби ааа ШЗ, № 
050201005 | ЕНЕ | 嵌 草 砖 品 种 、 漏 空 部 分 填 | пр НЕТЕТ пещи. мн. 
土 要 求 ЩЕ 
基础 类 型 、 石 料 种 类 、 
050201006 | 桥 基础 。 “| 规格 、 混 凝 土 强度 等 级 、 „тих. ж 
砂浆 强度 等 级 БЕЗ, Т 
| Кен ‚| “ 按 设计 图 示 尺 寸 以 
050201007 | 0. В. 石料 种 类 、 规 格 、 勾 颖 | W | 体积 计算 
台 要 求 、 砂 浆 强度 等 级 
石料 加 工 、 起 
重 架 、 搭 拆 、 
050201008 | {ЖЖ {Т 墩 、 台 、 旋 石 、 
ДЕ. АН 
050201009 | 石 券 脸 石料 种 类 、 规格 、 旋 脸 | me | 接 设 计 图 示 以 面积 
雕刻 要 求人 勾 缝 要求 、 砂 计算 
浆 强度 等 级 
нү 石料 加 工 、 起 
050201010 | ЮН п? 2 та. ил. 10 
4 石 、 填 土 夯实 
石料 种 类 、 规 格 、 找 平 ри 
Жыш с 石材 加 工 、 抹 
050201011 | говата 2, НАР. А 找平 层 、 起 重 
рая “| ш | 按 设计 图 示 以 面积 | 架 、 搭 拆 、 桥 面 
аы 计算 НЕ, № 
я я „| “石料 种 类 、 规 格 、 勾 颖 і. хя, 
0502010121 ЖБТ ТУЯ Ни АЕ 
本 те ч 基层 整理 、 石 
050201013 ка Вада ни 砂浆 | 以 体积 计算 材 加 工 、 砂 浆 调 
9 Ен Е. Ша 
| А | 打 木 桩 基础 、 
。 | 桥 宽 、 长 ,木料 种 类 ,| | 按 桥 面板 长 乘 桥 面 | ПЛ 
050201014 | 木 制 步 桥 | 防护 材料 пт | 板 宽 以 面积 计算 “| 本 桥 安装 、 刷 防 
Рин 
栈道 宽度 、 支 架 材料 种 НЫ. ЖОЕ Ж 
050201015 | Кай 类 、 面 层 木 材 种 类 、 防 护 架 、 铺 设 面 板 、 
材料 种 类 刷 防护 材料 
























































第 2 前” 园林 工程 计量 与 计价 的 依据 
驶 岸 工程 项 目的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单 位 、 清 单 工程 量 计算 规则 和 
工程 内 容 见 表 2. 4。 
表 2.4 вте (编号 : 050203) 
项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 т 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
050202001 石 ( 卵 石 ) 砌 | ЯМ, А, И 按 设计 图 示 体 积 | 石料 加 工 、 砌 
т ЫК, ЖУЗЕ “| 计算 石 、 勾 颖 
А .as | 木材 各 类 、 桩 直径 、 桩 | ”， 按 设计 图 示 桩 长 | 木 桩 加 工 、 打 
050202002 | ИЖ | 、 防 护 材 料 种 类 ШШЕ ЖЕ, ВАЛ 
Е „| 满 ( 散 ) 铺 砂 、 护岸 宽度 、 粗 细 砂 比 、| , лш Ешиж. пя 
050202003 | 卵石 护岸 ВТ. 数量 ш 按 护岸 面积 计算 | 石 、 点 布 大 卵石 
050202004 | ОУК 大 卵石 粒 径 、 数 量 抉 /t | “以 块 / 吨 计量 
卵石 
„| 框 格 花木 | 护岸 平均 宽度 、 护 坡 材 | ， За: 修 边 坡 、 安 放 
050202005 | 护坡 质 、 框 格 种 类 与 规格 па 按 护岸 面积 计算 框 格 
注 : 1. 驶 岸 工程 的 挖 土方 、 开 立石 方 、 回 填 等 应 按 《 房 屋 建 筑 与 装饰 工程 计量 规范 》(GB 50854 一 
2013) 附 录 A 相关 项 目 编码 列 项 : 
2. 木 桩 钙 ( 梅 花 桩 ) 按 原木 桩 驳 岸 项 目 单独 编码 列 项 。 
З. 钢筋 混凝土 仿 木 桩 驶 岸 ， 其 钢筋 混凝土 及 表面 装饰 按 《房屋 建筑 与 装饰 工程 计量 规范 》 


(GB 50854 一 2013) 相 关 项 目 编码 列 项 ， 


目 编 码 列 项 。 


. 框 格 花 木 护坡 的 铺 草皮 、 撒 草 籽 等 应 按 附录 A“ 绿 化 工程 


3. 园林 景观 工程 清单 项 目 及 计算 规则 


园林 景观 是 园林 工程 的 典型 分 部 工程 ， 主 要 包括 假山 工程 、 原 木 语 廊 
仿 石 音箱 、 标 志 牌 等 。 在 《 
原木 (人 竹 ) 构 件 、 





建筑 装饰 、 人 花架、 区 


ЛЕ. ЗЕ ТАКОЙ 
假山 工程 是 风 
程 特有 的 分 部 工程 。 
































量 计算 规范 》(GB 50858 一 2013) 中 分 为 堆 塑 假山 


景 名 胜 区 、 
假山 一 般 有 3 


喷泉 、 石 灯 、 


若 表 面 “ 


“ 塑 松 皮 ” 按 附 


共 7 个 小 类 , 项 目 编码 为 050301 一 050307 。 





四 


四 | 








等 





城市 公 




















林 工 程 中 常见 的 艺 
上 山 丘 或 石 假山 ， 





Ж 
以 石 假山 更 为 常 


录 C“ 园 林 景 观 工程 ”相关 项 


相关 项 目 编码 列 项 


ва, ВКС 
林 绿 化 工程 工程 














设计 构图 手段 ， 是 园林 工 














常见 。 假 山 分 部 包含 的 分 











项 工程 除 堆 筑 土 山 丘 和 塑 石 假 山 外 ,通常 还 包括 常见 的 点 风景 石 及 随 着 山坡 走势 铺 建 的 山 
坡 石 台 阶 (图 2.7)。 

园林 中 常见 用 原木 (人 竹 ) 做 的 亭 结构 和 建筑 结构 。 这 些 结构 可 以 细 分 为 原木 ( 竹 ) 柱 、 原 
木 (人 竹 ) 梁 (图 2.8) 、 原 木 ( 竹 ) 模 橡 (图 2. 8) 、 原 木 墙 。 此 外 ,仿古 建 筑 外 墙 还 常见 吊 挂 棚 
子 的 装饰 手法 。 树 枝 吊 挂 棉 子 和 人 竹 吊 挂 刀 子 是 两 种 典型 的 吊 挂 技艺 。 

假山 工程 项 目的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单 位 、 清 单 工程 量 计算 规则 和 





工程 内 容 见 表 2. 5。 
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第 2 章 。 园林 工程 计量 与 计价 的 依据 














































































































































































= 80x150 木 村 条 2 ( 
я рхо ЖЕ #1/100 х200Ж 5 А 
7 80x120 木 标 条 КУ? 
= С, СУ = 
г, У 
« ОХ 5115 
Я ЕЕ |: Е НЕ 
х жг = ®| 3 
за Фо, ах 
Е Ў 80xl20 木 樟 条 2 2 
а || $ a 
Бу 
80x120 木 模 条 
и [150 ЖЖ /100х200% 8 5 
= 80х150ж#% 
| =: 
+ 800 3000. | 800 } 
щ2.в жетата 
#25 堆 塑 假山 (编号 ; 050301) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 НА аннин 工程 内 容 
ГРА 山 丘 水 平 投影 外 接 2 | 
山 丘 高 度 、 坡 度 要 求 、 ЦЕЛЕ Да. № 
050301001 | ЖЕШ |. ыза m | 矩形 面积 乘 以 高 度 的 ЗЕ 
底 外 接 和 矩形 面积 173， 以 体积 计算 |. 83. №8 
假山 高 度 、 石 料 种 类 、 ар ин шш 
050301002 | ”堆砌 厂 假 山 | 规格、 混凝土 强度 等 级 .| 1 „тана ив. ЖОЮ, 
砂浆 强度 等 级 | 修整 
假山 高 度 、 骨 架 材料 种 ол ШҮҮ 
050301003 жш | 类 、 山 皮 料 种 类 、 混 凝 土 | mi тт. 作 、 塑 假山 、 山 
强度 等 级 、 砂 浆 强度 等 级 皮 料 安装 
石笋 高 度 、 材 料 种 类 、 ню, ай 
050301004 | 41% 砂浆 强度 等 级 * 安装 
| ы | 石料 种 类 、 规 格 、 质 选 石料 、 起 重 
050301005 | АЖ | кеды * 架 搭设 、 点 石 
ниж —— 
计算 
„| “底盘 种 类 、 山 石 高 度 种 ще 
050301006 Е" 盆景 | 关 、 混 凝 土 强度 等 级 、 砂 | ж Ин 
浆 强度 等 级 т 
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园林 工程 计量 与 计价 






















































































( 续 ) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 Б 工程 量 计算 规则 тена 
я | пин, йй, вж ‚| 按 设计 图 示 体 积 | 石料 加 工 、 
бозо?) Шай аа ШЕТ ма 
| „| 石料 种 类 、 规 格 、 台 阶 | ”，|” 接 图 示 水 平 投影 面 | вен. ай 
050301008 | “山坡 石 台阶 | 坡度 、 砂 交配 合 比 | 积 计算 ни. 
原木 竹 构件 的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 清 单 工程 量 计算 规则 和 工 
程 内 容 见 表 2. 6。 
表 2.6 原木 竹 构 件 (编号 ，050302) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 НЕ севияян тена 
| 原木 杜 、 按 没 计 图 示 以 长 度 
050302001 m 
г. ш, В 计算 (包括 桦 长 
К | кж. МЮ. ШЕ ынак) 
ит 骨 、 底 层 材料 种 类 、 规 按 设计 图 示 以 面积 
050302002 БО | 格 ， 构件 连结 方式 ,防护 | ”| 计算 (不 包括 柱 、 染 ) 
材料 З по 
И ВЪВ Т 按 设计 图 示 以 框 外 
”| 棚子 КЕШЕА 
CD 构件 制作 
созор | И. №. | 竹 种 类 、 梢 径 、 连 接 方 | |” 按 设计 图 示 以 长 度 | 《2) 构件 安装 
20: ш, & 式 、 防 护 材料 种 类 计算 (3) 刷 防 护 材料 
竹 种 类 、 梢 径 : ШЖ 按 设计 图 示 尺 寸 以 
050302005 | “竹编 墙 骨 、 底 层 材 料 种 类 、 规 | m | 面积 计算 (不 包括 柱 、 
格 ， 防 护 材料 种 类 染 ) 
ан кари | ИЖ. М. ШЫ ‚| ” 按 设 计 图 示 以 框 外 
050302006 | УЕ 料 种 类 тї | 围 面积 计算 
亭 廊 建 筑 是 园林 构 园 的 典型 景观 元 素 之 一 。 结 构 上 可 用 原木 从， 也 可 用 钢筋 混凝土。 
但 屋面 和 柱 面 往往 多 加 修饰 。 其 中 以 屋面 为 最 , 反映 了 园林 的 文化 特征 。 屋 面 有 草 屋面 、 
树 皮 屋 面 、 竹 屋面 等 ， 不 同 于 工业 与 民用 建筑 中 常见 的 屋面 形式 (图 2.9 和 图 2. 10). 























图 2.9 
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2.10 Жж уа 
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亭 廊 屋 面 工 程 的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 清 单 工程 量 计算 规则 和 
工程 内 容 见 表 2. 7. 
#27 ЕВЕШ (#2. 050303) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 НЕ |， 工程 量 计算 规则 тена 
050303001 | 草 屋 面 按 设计 图 示 以 斜面 
积 计算 整理 、 选 料 、 屋 
та 屋面 坡度 、 铺 草 种 类 .| _, 
050303002 | ”人 竹 屋面 竹材 种 类 、 防 护 材料 种 类 | 下 ЧЕТИ: 面 铺设 、 刷 防护 
按 设计 图 示 尺 寸 以 | 材料 
050303003 | 树 皮 屋面 实 铺面 积 计 算 
冷 底子 油 品 种 、 冷 底子 ,Ih 二 pir | 清理 基层 、 材 
050303004 | їнї | анов иза, їй с?й та РОВ ди. Ми. 
规格 < 铺设 
зе ТЕ, 
алые | К. НЕ, ЛЕ, лъжи сети 制作 、 运 输 
050303005 | „ СМЕЕ 村 原 、 混 尖 土 强度 等 级 、| mi | а ШШ 
да 砂浆 强度 等 级 、 拉杆 材 7" 缝 、 养 护 
质 、 规 格 
Факти жоо nr 
050303006 | # 2 ## Ж ык ж акшы 压 型 板 安装 、 
面板 М, | 按 设计 图 示 以 面积 | 护 角 、 包 角 安 
种 、 规 格 、 拉 杆 材质 > 规 | m | 计算 моми. НЕ 
арии 格 、 嵌 颖 材料 种 类 、 防 护 рия Е 
5 彩色 压 型 钢 | 材料 种 类 
050303007 板 穹顶 
її: 1. ГС), ИЙЕ ЗЬ ита. АЕ е ТЕ, ЖЕ. Ж, НЕ, 
架 、 屋 面 木 基层 和 防水 层 等 ， 应 按 《 房 屋 建 筑 与 装饰 工程 计量 规范 》(GB 50854 一 2013) 中 相 
关 项 目 编码 列 项 。 
2.， 膜 结构 的 亭 、 廊 ， 应 按 《 房 屋 建 筑 与 装饰 工程 计量 规范 》(GB 50854 一 2013) 中 相关 项 目 编码 


列 项 。 


з 竹 构 件 连接 方式 应 包括 : 竹 钉 固定 、 竹 篮 绑 扎 、 铁 丝 连接 。 


花架 是 园林 工程 构图 的 又 一 典型 景观 元 素 ， 常见 于 公园 、 小 游 回 、 街 心 景 观 绿化 组 
2. 11)。 花 架 材 料 一 般 为 原木 、 混 凝 土 或 金 
林 绿 化 工程 了 











等 园林 工程 中 (图 
ЖЛЕ. ТЕ (8 






































花架 
见 表 2. 8。 








属 花架 柱 梁 等 项 目 。 


属 。 花 架 结构 一 般 亦 包括 柱 、 
[ 程 量 计算 规范 》(GB 50858 一 2013) 中 , 列 有 木 花 架 柱 梁 、 
现 浇 混 凝 土 花架 柱 梁 、 预 制 混凝土 花架 柱 梁 和 人 金 
的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 


ри 





计量 单位 、 清 单 工程 量 计算 规则 和 工程 内 容 








石 桌 石 芋 (图 2. 12) 、 塑 树 根 桌 王 、 塑 树 节 椅 、 铁 艺 金属 椅 和 飞 来 椅 在 园林 工程 中 一 般 








供 游人 休息 而 设置 。 其 











中 石 桌 石 倒 、 塑 树 根 桌 使 、 塑 树 节 椅 和 铁艺 金属 椅 一 般 单独 设置 。 
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И 7% 
园林 工程 计量 与 计价 


М7 


地 面 铺 装 详 见 铺 装 总 平面 


ЛАҢ ПИЙ ЕЖЕ УЙ 





80 厚 虎 皮 黄 光 面 
花岗岩 压 项 






200x200 方 木 柱 


ЫШТ үк 
























































图 2.11 花架 平面 图 
飞 来 椅 常 常设 置 在 树 池 、 花 坛 和 休息 享 的 四 周 以 及 榴 廊 的 两 人 出。 其 中 传统 建筑 休 获 亭 四 周 


ру 






5 


// 


50x150x1850 木 架 条 
50x150x2600 木 架 条 





“美人 靠 ”。 飞 来 椅 材 料 可 用 木材 、 人 竹子 或 钢筋 混凝土 ， 所 以 常 
见 木 制 飞 来 椅 、 竹 制 飞 来 椅 和 钢筋 混凝土 飞 来 椅 。 



































表 2.8 # е (编号 : 050304) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 НЕ | ， 工程 量 计算 规则 тена 
050304001 | 现 浇 混 凝 土 | 柱 、 梁 截面 、 高 度 、 根 土石 方 挖 运 、 
花架 柱 、 梁 | 数 、 混 凝 土 强度 等 级 i 
РЕ у г. 2. И. 
mm | ЕА уц НИМ 
| 柱 、 梁 截面 、 高 度 、 根 运输 安装 、 砂 浆 
050304002 | ， 项 制 混凝土 | 数 、 混 凝 土 强度 等 级 、 砂 制作 运输 、 接 头 
ПЕНН ВО 浆 强 度 等 级 ЖЕ. Зан 
050304003 | 金属 花架 | нне, нави | вазнаш, НИМЕ. е 
И 油漆 品种 、 刷 江道 数 质量 计算 ыш ы 
木材 品种 、 规 格 、 柱 梁 oe 
_ жищ Р ‚| 按 设计 图 示 尺 寸 以 
050304004 | э | 制作 、 运 输 、 
安装 、 油 漆 
050304005 柱 号 Е Ж оа 油漆 m/ 根 | ”长 度 以 延长 米 计算 

















第 2 章 。 园林 工程 计量 与 计价 的 依据 























































































































2.12 ЖЗ РШ 


园林 桌 椅 工程 的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 清 单 工程 量 计算 规则 和 
工程 内 容 见 表 2. 9。 




















表 2.9 园林 桌 椅 (编号 : 050305) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 НЕ ттшнияу тама 
ос АН, ВИ | на 
к „мити Кеште еы шч „=н 运输 、 
寸 、 混 凝 土 强度 等 级 е 
_ РЕЗЕ РЕЗ, ЕТКЕ пита рала 
050305002 Ата Е от. АЗК, М 按 设计 图 示 жа. ат. 
寸 、 砂 浆 配 合 比 m (Шз 
线 长 度 计算 
И МЖЖ, взети 
Ж, ЗНАТНИ. не ВЕЗЕТ. Кейт. 
050305003 | М ЖЖ НРВЖ, КУР, КИК 靠背 安装 、 铁 件 安 装 、 
寸 、 厚度 、 油漆 品种 、 剧 И 
їй 
„о | эрин Шик, 尺寸 、 混 北 按 设计 图 示 | му ше 
050305004 „зу 圭 强 度 等 级 个 | 数量 计算 Е 




















园 村 工程 计 星 与 计价 






























( 续 ) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 НЕ тешиняя тена 
ТТИ | _ 
050305005 | „у ж, Ж, я 土石 方 控 运 、 混 凝 圭 
Ш. вие, иам ик, 3%. ЕЙ, м 
深 、 支 墩 高 度 、 混 凝 圭 强 в. и. пишки 
度 等 级 、 砂 奖 配 合 比 、 石 装 、 砂 效 制 作 运输 、 接 
050305006 | Ятт | 材 种 类 ЭКЕ, ЭНА 
基础 形状 、 尺 寸 、 埋 设 
深度 、 课 面 形状 、 尺 寸 、 砂浆 制作 、 运 输 、 桌 
050305007 | ЖЗ | ЗЕЕ, Ж ШМ, Ж ЖИЕ, ИЕ. М 
ЮРЕ, ВЕ „ | ШИГЕ зае 
级 、 砂 浆 配合 比 ”数量 计算 
050305008 ШЕ „е җы кл 土石 方 挖 运 、 砂 效 制 
类 、 砂 浆 强度 配合 比 " 颜 Ем. 07270094, № 
050305009 | яние | №№. М иж. Жа 
未 座 板 面 截面 、 塑 料 、 иа 
050305010 №. ЖЕ, в. и Е. 
г, ВИ ее К. Ш 木 座 板 制作 安装 、 刷 防 
' 护 材料 


喷泉 构造 一 般 包 括 喷泉 管道 、 电 缆 、 























水 下 艺术 装饰 灯具 、 电 气 控制 柜 和 喷泉 设备 5 部 
分 ， 即 在 一 个 喷泉 项 目 (一 张 喷泉 施工 图 ) 中 至 少 包括 上 述 5 个 清单 项 目 ( 分 项 工程 )， 


否则 


























清单 项 目 列 项 不 完整 ， 将 导致 清单 报价 时 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 合计 有 缺陷 。 喷 泉 的 项 
目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 清 单 工程 量 计算 规则 和 工程 内 容 见 表 2. 10。 
表 2.10 喷泉 安装 (编号 ，050306) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 Вет 工程 量 计算 规则 工程 内 容 

РИ 土石 方 控 动 、 

050306001 | н ШУ р рр 管道 安装 、 刷 防 
Дада 的 он 护 材料 、 回 填 

А 按 设计 图 示 数 以 长 

度 计 算 土石 方 挖 动 

保护 管 品 种 规格 、 电 统 电缆 保护 管 安 

050306002 | 喷泉 电缆 。 | 品种 规格 во 电缆 数 设 、 

回填 

















ша 园林 工程 计量 与 计价 的 依据 












































( 续 ) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 МИ 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
050306003 | 水 下 艺术 装 | 灯具 品种 规格 、 灯 光 | 让 |。 按 设 计 图 示 以 数量 | тл, Ж 
: НТА 颜色 计算 架 制 作 运输 安装 
050306004 | 电气 控制 柜 | 规格、 型 号 、 安 装 方式 | а | ， 按 设计 图 示 以 数量 | 电气 控制 相安 
计算 装 、 调 试 
и пи 设备 品种 、 设 备 规格 、 лк. 
030306005 | ЖӨ пу. рори. мн „аа 
иа 
Е: 1. 喷泉 水 池 应 按 《房屋 建筑 与 装饰 工程 计量 规范 》(50854 一 2013) 中 相关 项 目 编码 列 项 。 
2, 管 架 项 目 按 《房屋 建筑 与 装饰 工程 计量 规范 》(GB 50854 一 2013) 中 钢 支 架 项 日 单独 编码 列 项 。 
石 灯 、 逆 仿 石 音箱 、 标 志 牌 沿 园 路 设置 ， 起 照明 、 音 乐 播放 和 指示 的 功能 。 石 浮雕 和 
ЕЕ. 这 常 作为 园林 景 墙 (图 2. 13) 的 装饰 手法 。 任 


50500—2013) 1? 
可 套用 砖 石 砌 小 摆设 项 目 。 





日 在 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 


МЕНИДА Т агй С, ВЕЯНИЯ. ВЕЕ ВОЛЕ ЗЬ НОЛЕ. 
这 些 项 目 都 归于 杂项 类 。 














82.13 Я 
杂项 的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 清 单 工程 量 计算 规则 和 工程 内 容 
见 表 2. 11。 
表 2.11 杂 项 (编号 : 050307) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 НЕ тваниян 工程 内 容 
石材 种 类 、 石 灯 截 面 高 
050307001 | ЯЛТ 度 、 混 凝 土 强度 等 级 、 砂 Е я 
ОА щам ЖЖ СВО В 
桨 配合 比 个 | 按 设计 图 示 以 数量 作 、 石 灯 ( 球 ) 
计算 Радиа 
石料 种 类 、 球 体 直径 га 
050307002 | 石 球 砂浆 配合 上 
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ыенен 









































(2) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 НЕ | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
胎 模 、 铁 丝 网 
音箱 石 内 空 尺寸 、 铁 丝 ионы | 制作 安装 、 砂 浆 
050307003 | 塑 仿 石 音箱 | 型号、 砂浆 配合 比 、 水 泥 | 个 КИ орела А. 
漆 品 牌 、 颜 色 喷 水 泥浆 、 埋 仿 
石 音箱 
050307004 | НЕЕ 
жщ. инк. им , | ПНВ им. Ши 
合 比 、 水 泥 漆 品 牌 、 颜 色 构件 长 度 计算 颜料 
050307005 | УЕ: 
铁艺 栏杆 高 度 、 单 位 长 铁艺 栏杆 安 
050307006 铁艺 栏杆 Корер ы 9 же ру. 3 
度 质量 、 防 护 材 料 种 类 计 设 计 图 示 以 长 度 | 装 、 剧 防护 材料 
т Ез рени 
050307007 | 塑料 栏杆 | 栏杆 高 度 、 塑 料 种 类 SRL 
060307008 | 馈 盘 混凝土 | 围栏 高 度 、 混 凝 二 强度 | ，。| -. 按 设 计 图 示 尺 二 以 as 
и 艺术 围栏 等 级 、 表 面 涂 数 材料 种 类 面积 计算 和 全， 站 机 
пак 选 料 、 制 作 、 
МВ. 7. к, т н Па 
050307009 | кы, | ж, мм, от 个 |. 按 设 计 图 示 以 数量 ВН. В. КЛ 
颜色 计算 字 、 运 输 安 装 、 
刷 油漆 
土质 类 别 、 垫 层 材料 种 ep 
类 、 基 础 材料 种 类 、 规 ee er жш 
бз, Ж Ж. ЖЕМЕ Ж. ов Св, уй, БИ 
ыы 格 、 墙 体 厚度 、 混 凝 土 .| ивана, пей ЗЕ ЗА Ве 
砂浆 强度 等 级 、 配 合 比 、 Е ЕТ 
饰 面 材料 种 类 图 示 尺 寸 以 数量 计算 
景 窗 材料 品种 、 规 格 、 
混凝土 强度 等 级 、 砂 浆 强 
Wo пени 度 等 级 、 配 合 比 、 涂 出 材 料 
品种 ш | 按 设计 图 示 尺 寸 以 
花饰 材料 品种 、 规 格 、 аы 制作 、 运 输 、 
050307012 | {Ей 砂浆 配合 比 、 涂 刷 材 料 їй Ж 安放 、 弥 
品种 缝 、 表 面 涂 刷 
博古 架 材料 品种 、 规 | ，，/ 
050307013 | ига 格 、 混 凝 土 强度 等 级 、 砂 | | 面积 /长 度 /数量 
浆 配合 比 、 涂 刷 材料 品种 | УЛ 
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园林 工程 计量 与 计价 的 依据 





















































( 续 ) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 半生 |， 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
„лы! васонитяж „зы 
050307014 | 2 ОКО в. энер, ыы 个 | 数量 ы КЕ 
度 等 级 、 砂 交配 合 比 
050307015 摆 花 
ИОН, | ，,。、 Ее 
卉 品种 与 规格 т) 面积 /数量 
050307016 花 池 
垃圾 箱 材质 、 规 格 尺 ПЕТЕ Я 
00307017 | 垃圾 箱 。 “| 寸 、 混凝土 强度 等 级 、 砂 | 个 А. ан 
浆 配合 比 
е 砂浆 制作 运 
Я Я л р җа 
050307018 НАОДИ. АС mm | зело ва. тена, И 
摆设 -要 求 、 < 个 | 或 数量 计算 поля, иж 
ЫА 面 加 工 
ото | 其 他 景观 小 | „ыр А 按 设计 图 示 以 数量 | ” 制作、 运输、 
050307019 摆设 名 称 及 材质 、 规 格 尺 寸 | 个 计算 安装 
м ает 水 池 深 度 、 防 水 ( 漏 ) 材 | | ” 按 设计 图 示 尺 寸 以 | 清理 基层 、 材 
050307020 | ФК |ы п | 水平 投 影 面 积 计算 | 料 裁 接 、 铺 设 
Е, ВЛАСА. АВН КАЕ. НЕВЕСТ В) ВВА Н ИЯТ. 
4. 措施 项 目 
措施 项 目 清单 中 脚手架 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 计算 规则 





应 按 表 2. 12 的 规定 执行 。 


表 2.12 脚手架 工程 


(编号 : 050401) 











项 目 编码 два 项 目 特征 Ий, 。 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
按 墙 的 长 度 乘 墙 的 高 度 р 
СЫ 
高 算 至 山 尖 )。 独 立 砖 石柱 | (о) Е ин 
高 度 在 3.6m 以 内 时 ， 以 фәр, Ди Е 
бора 柱 结 构 周 长 乘 以 柱 高 计算 ,| 2 8: АУ. 
050401001 | ЖЕ Е m | 独立 砖 石柱 高 度 在 3. бт ДАН 铺设 安 








(2) 墙 体高 度 





以 上 时 ,以 柱 结构 周 长 加 
3. бт 乘 以 柱 高 计算 

凡 砌 筑 高 度 在 1. 5m 及 
ШЕВ Ж. 应 计算 脚 
手 架 











全 网 

(4) 拆除 脚 手 
架 后 材料 分 类 堆 
放 、 保 养 





патентзънп 





( 续 ) 
项 目 编码 | деди 项 目 特征 i 工程 量 计算 规则 工作 内 容 





按 抹 灰 墙 面 的 长 度 乘 高 
度 以 面积 计算 〈 硬 山 建筑 
山墙 高 算 至 山 尖 )。 独 立 
砖 石柱 高 度 在 3. 6m 以 内 
пй | 时 ， 以 柱 结构 周 长 乘 以 柱 
高 计算 ， 独 立 砖 石柱 高 度 
在 3.6m 以 上 时 ， 以 柱 结 
构 周 长 加 3.6m 乘 以 柱 高 


а) 拱 设 方式 


050401002 抹 灰 脚手架 (2) 墙 体高 度 











计算 (1) 场 内 、 场 
外 材料 搬运 
со шиза, ВВ 2. И 
- и сыи 0) 搭设 方式 |1. 座 | 图 示 数 量 计算 “ж. ВН, Е 
| ЖЕ (2) |2. ш| (Фе 计量 ， 按 建 | 料 平台 
筑 面 积 计算 сз ала 
全 网 
(1) 搭设 方式 ВОИ ЕК сад Өр 
50401004 | ”满堂 脚手架 пила :搭设 的 地 面 主 增 间 尺 | 架 后 材料 分 类 堆 
050401004 | 请 举 脚手架 | (2) 施工 面 高 二 以 面积 计算 放 、 保养 
050401005 | № (| СО 拱 设 方式 按 外 围 水 平 投影 最 大 和 盾 
”| 假山 脚手架 ШИ | ,| 形 面 积 计算 





按 桥 基 础 底面 至 桥 面 平 


СО жил 均 高 度 乘 以 河道 西 侧 宽度 


050401006 乔 身 脚手架 орти: 
桥 身 脚手架 (2) 桥 身高 度 





以 面积 计算 
050401007 | ФЫЙ 斜 道 高 度 座 按 搭设 数量 计算 














措施 项 目 清单 中 模板 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 计算 规则 应 
按 表 2. 13 的 规定 执行 。 














表 2.13 模板 工程 (编码 ，050402) 
项 目 编码 | ”项目 名 称 项 目 特征 | 让 全 |。 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
050402001 К 

© (1) 制作 
эе т (2) 安装 
050402002 | „г ЕНЕ со 模板 材料 种 关 | ，。 | ， 按 混凝土 与 模板 接触 面 | (3) 拆除 
(2) 支架 材料 种 类 积 计算 Ср 清理 

2 (5) 刷 润滑 剂 

现 浇 温 凝 寺 ей 

050402003 | 路 牙 、 树 池 (6) 材料 运输 

ня 















































ва атна УНЕ 
(8) 
项 目 编码 | ”项目 名 称 项 目 特征 | 齐全 |。 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
(1) 柱子 直径 
现 浇 混凝土 | 2) 柱子 自然 层 高 
050402004 евр (3) 模板 材料 种 类 
(4) 支架 材料 种 类 
С) 梁 断 面 尺寸 пё 按 混凝土 与 模板 接触 面 
050402005 | ЕЕЕ (2) 梁 底 高 度 积 计算 
| 花架 梁 (3) 模板 材料 种 类 (1) 制作 
(4) 支架 材料 种 类 (2) 安装 
(3) 拆除 
现 浇 混 凝 土 (4) 清理 
050402006 花 池 (5) 刷 润滑 剂 
板材 料 种 类 (6) 材料 运输 
2 е с) щъ 计量 ， 按 混 
050402007 | ЖЕЕ р (GD mi| 泌 十 体积 计算 
А и (2 信介 一 (2) 以 个 计量 ， 按 设计 
图 示 数 量 计算 
石 桥 拱 券 | (1) 胎 架 面 高 度 корнет тати 
050402008 | 石 、 石 券 脸 | (2) 面 层 材料 种 类 | пе Васа: аин 
胎 架 (3) 支架 材料 种 类 ; рам 




















1 ИЙ НН ЫР ЖЕРЕН, БНР, РЕВЕ В ОЙ ЖОЛИ А О, Я А АК. 
项 目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 计算 规则 应 按 表 2. 14 的 规定 执行 。 


表 2.14 树木 支撑 架 、 草 强 绕 树干 、 搭 设 遮 阴 ( 防 寒 ) 棚 工程 


(编码 : 050404) 














项 目 编码 | ”项目 名 称 项 目 特征 НЕ 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
01) 支撑 类 型 、 КЕЕ 
材质 (2) 运输 
050403001 | ”树木 支撑 架 | (2) 支撑 材料 规格 (3) 安装 
(3) 单 株 支撑 材料 з 
数量 ы 
и | 按 设计 图 示 数 量 计 算 Е 
(1) 搬运 
(1) 胸径 ( 干 径 ) (2) 绕 杆 
050403002 | 。 草 缠绕 树 十 | (2) 草 绳 所 绕 树干 (3) 余 料 清理 
高 度 (4) 养护 期 后 
清除 
(1) 制作 
кажи СОВА НОЩ СОЕ Л Н 2) 运输 
050403003 |, с) 搭设 材料 种 类 ni/ 株 | 盖 层 的 展开 尺寸 以 面积 计 | 3) 搭设 、 维 护 





规格 











算 / 以 楼 计算 





(4) 养护 期 后 
清除 





ыенен 


[2.2 建设 工程 劳动 定额 





园林 绿化 工程 


定额 是 指 在 一 定 的 生产 条 件 下 ， 用 科学 方法 制定 出 生产 质量 合格 的 单位 建筑 产品 
所 需要 的 劳动 力 、 材 料 和 机 械 台 班 等 数量 标准 。 定 额 分 为 生产 性 定额 和 计价 性 定额 。 
生产 性 定额 通常 指 施工 定额 ， 又 称 劳动 定额 、 企 业 定 额 。 计 价 性 定额 包括 预算 定额 和 
概算 定额 。 

施工 定额 一 般 供 企业 内 部 使 用 ， 用 于 编制 施工 预算 。 例 如 , 《全 国 统一 建筑 安装 工程 
劳动 定额 》(1985 版 )、《 全 国 统一 建筑 工程 基础 定额 》(1995 版 ) 都 属于 施工 定额 。 施 工 定 
额 项 目 划 分 细 ， 是 工程 基础 性 定额 、 编 预算 定额 的 依据 。 

我 国人 力 资 源 和 社会 保障 部 与 住房 和 城乡 建设 部 联合 发 布 的 劳动 和 劳动 安全 行业 标 
准 《 建 设 工程 劳动 定额 》(2009 版 ) 全 套 5 册 ， 包 括 《 建 设 工程 劳动 定额 一 一 建筑 工程 》 
(LD/T 72. 1~11 一 2008)、《 建 设 工程 劳动 定额 一 装饰 工程 》(LD/T 73. 1 一 4 一 2008)、 
《建设 工程 劳动 定额 一 一 安装 工程 》(LD/T 74. 1 一 4 一 2008)、《 建 设 工程 劳动 定额 一 一 市 
政工 程 》(LD/T 99. 1 一 2008, LD/T 99.4 一 8 二 2008，LD/T 99.12 一 2008，LD/T 
99. 13 一 2008)、《 建 设 工程 劳动 定额 一 一 园林 绿化 工程 》(LD/T 75. 1 一 3 一 2008) 。 

《建设 工程 劳动 定额 一 一 园林 绿化 工程 》(LD/T 75. 1 一 3 一 2008) 于 2009 年 1 月 08 日 
发 布 ，2009 年 3 月 1 日 开始 实施 。 该 标准 以 1988 年 原 国 家 建设 部 颁布 的 《仿古 建筑 及 园 
林 工 程 预算 定额 》、 现 行 施工 规范 、 施 工 质量 验收 标准 .建筑 安装 工人 安全 技术 操作 规程 
和 各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 及 有 关 部 门 现 行 的 定额 标准 ， 以 及 其 他 有 关 劳 动 定额 制定 的 技术 
测定 和 统计 分 析 资 料 为 依据 ， 根 据 近年 来 施工 生产 水 平 、 经 过 资料 收集 、 整 理 、 测 算 ， 广 
泛 征 求 意见 后 编制 而 成 。 标 准 含 附录 A 和 附录 B， 附 录 А 是 标准 性 附录 ， 附 录 В 是 资料 
性 附录 。 

该 标准 的 定额 编号 用 6 位 码 标识 (图 2. 14). 1 位 码 用 英文 大 写字 母 标 识 ，A 代表 建 

铲除 草皮 EA0036 筑 工程 ，B 代表 装饰 工程 ，C 代表 安装 工程 ，D 代 
表 市 政工 程 ，E 代表 园林 工程 。 第 2 位 码 用 英文 
大 写字 母 标 识 ， 代 表 分 册 的 顺序 ， 如 园林 绿化 工 
























































> 代表 园林 绿化 工程 
> 绿化 工程 





















































ny 程 的 第 一 分 册 “ 绿 化 工程 ”为 A， 第 二 分 册 “ 园 
вм опитвала“ 路 、 园 桥 及 假山 工程 ”为 B， 第 三 分 册 “ 园 林 景 
тийре 观 工程 "为 C。 第 3 一 6 位 码 用 阿拉 伯 数 字 标识 ， 

是 顺序 码 。 


该 标准 是 园林 施工 企业 编制 施工 作业 计划 、 签 发 施工 任务 书 、 考 核 工 效 、 实 行 按 
劳 分 配 和 经 济 核算 的 依据 ;是 规范 建筑 劳务 合同 的 签订 和 履行 ， 指 导 施 工 企业 劳务 结 
算 与 支付 管理 的 依据 ; 是 各 地 区 各 部 门 编制 预算 定额 、 清 单 计 价 定额 人 工 消耗 量 标准 
的 依据 。 

定额 中 的 劳动 消耗 量 均 以 “时 间 定 额 ” 表 示 . 以 “ 工 日 ”为 单位 ， 每 一 工 日 按 8 小 时 
计算 。 定 额 时 间 由 完成 生产 工作 的 作业 时 间 、 作 业 宽 放 时 间 、 个 人 生理 需要 与 休息 宽 放 
间 ， 以 及 必须 分 捧 的 准备 与 结束 时 间 等 部 分 组 成 。 
































д. 
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2.2.1 


1. 


人 确定 劳动 定额 的 工作 时 间 研 究 


工时 研究 





究 的 结 





为 - 


ор 





ЖЕН 
而 材料 
在 一 起 
振 捣 、 
或 综合 

Т 
ЧЕН 
间 、 停 
Їп], И 


耗 的 时 














择 法 测 
工时 测 


录 表 上 ， 


Ж ЕЕ 
时 每 次 
择 法 测 
续 测 时 

ы 


录 在 一 段 时 间 内 观察 对 象 的 各 种 活动 及 其 时 间 消 耗 ， 以 及 完成 的 产品 数量 。 采 
间 消 耗 的 全 部 资料 ， 并 且 


可 以 获 


[ 作 时 间 研 究 又 称 工 


[ 序 、 


日 同一 


: 备 与 结束 工作 时 间 。 
-时 间 。 


、 准 备 工 上 





果 是 确定 时 间 定 额 。 


工作 过 程 和 综合 工作 过 程 。 工 序 是 





工人 或 班组 完成 和 
工具 可 以 变换 ， 如 
的 、 
制作 砂浆 、 砌 湖 石 峰 等 。 
工作 过 程 为 研究 对 象 。 
时 研究 工人 的 工作 时 
间 、 休 息 时 间 和 不 可 


[时 间 和 违背 劳动 纪律 损失 时 间 。 





路 满 铺 卵石 面 。 

















Яш. пи, АЙ: 
间 属 于 基本 工作 时 间 ， 摆 砖 、 
4、 领 取材 料 、 布 置 工作 地 点 
、 抹 灰 工 补 上 遗漏 的 墙 洞 属于 多 余 工 
工作 面 准 备 不 好 属于 
Їн СРЯ 2. 15) 











.工时 定额 的 测定 方法 
-时 定额 测 


定 的 方法 包括 测 时 法 、 写 实 
时 法 适合 测定 那些 定时 重复 循环 工作 
要 测定 有 效 工 作 时 间 中 的 基本 工作 时 
时 又 称 间 


定 。 采 用 








并 把 秒针 
续 时 间 。 连 
要 记录 各 了 
时 准确 、 完 善 ， 但 观察 技术 较 复 杂 。 
比较 困难 时 ， 用 选择 法 测 时 。 
实 记录 法 是 一 种 研究 各 种 性 质 的 工作 





回 
续 法 测 时 是 连续 测定 一 























得 分 析 ]] 





[ 作 时 


时 研究 ， 是 指 确定 


的 技术 上 相互 联系 的 工序 的 总 和 。 特 点 是 人 员 不 变 、 地 点 


间 包 括 必须 消耗 的 时 间 和 损失 时 间 。 
避免 的 中 断 时 间 。 
有 效 工 作 时 间 包 括 基 本 了 
停工 时 间 包 括 施 工本 身 造 成 的 停工 时 间 和 非 施 
ЭК. ДЕ, 弹 灰 线 、 钢 筋 弯曲 、 
修理 墙 面 属 于 辅助 工作 时 间 ， 





F 施 工 原因 造成 的 停工 时 间 ， 


隔 法 测 时 ， 它 是 间隔 选择 施工 过 程 
选择 法 测 时 ， 当 被 观察 的 某 一 循环 了 
表 ; 当 该 组 成 部 分 终止 ， 则 立即 停止 秒表 。 把 秒表 
位 到 零点 。 下 一 组 成 部 分 开始 ， 
个 


[ 序 或 操作 的 终止 时 间 ， 再 


操作 者 作业 活动 所 需 时 间 总 量 的 方法 。 了 





组 织 


ФА 





砖 。 工 作 





H 





НУ 


园林 工程 计量 与 计价 的 依据 


Е 


[时 研究 前 需要 将 施工 过 程 进行 分 类 ， 即 施工 过 程 研究 ， 一 般 根据 组 织 的 复杂 程度 分 
上 分 不 开 和 技术 上 相同 的 施工 过 程 ， 下 
是 人 员 不 变 、 地 点 不 变 、 材 料 工具 不 变 。 例如， 制作 砂浆 、 运 输 砂浆 、 铺 





综合 工作 过 程 是 同时 进行 的 、 组 乡 








的 ， 以 工序 、 


损失 时 间 包 括 多 余 工 作 时 间 、 


ГЕНЧ], 


混凝土 养护 、 
Ваза в 
寺 间 ， 





等 属于 准备 与 结束 工作 
作 时 间 和 偶然 工作 时 间 ， 








记录 法 和 工作 日 写实 法 。 
的 工时 消耗 ， 是 精确 度 
间 。 


[ 作 的 组 成 部 分 开始 ， 观 察 立 即 开 
上 指标 的 延续 时 间 记 录 到 选择 法 测 
再 开动 秒表 ， 如 此 依次 观察 ， 
施工 过 程 各 工序 或 操作 的 
计算 本 施工 过 程 的 延续 时 间 。 连 续 法 测 时 




















时 间 消 耗 的 方法 。 测 时 用 普通 表 进行 ， 
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只 上 相互 联系 
最 终 能 获得 一 种 产品 的 工作 过 程 的 总 和 。 例 如 ， 浇 混凝土 搅拌 、 运 输 、 
工时 研究 是 建立 在 施工 过 程 基础 上 


浇灌 、 
工作 过 程 





必须 消耗 的 时 间 包 括 有 效 
偶然 工作 时 
辅助 工作 时 
工本 身 造成 的 停 
墙 面粉 刷 油漆 消 
[任务 单 、 研 究 
重 砌 质量 不 合格 
组 织 不 善 、 材 料 供应 
停 水 、 停 电 属于 非 施 工 原因 造成 


比较 高 的 一 种 计时 观察 
测 时 法 包括 选择 法 测 时 和 连续 法 测 时 。 
b 非 紧 连 的 组 成 部 分 (工序 或 操作 ) 进 行 
动 秒 
时 记 
依次 记 
延续 时 间 。 连 续 法 测 
р 
当 所 测定 的 各 工序 或 操作 的 延续 时 间 较 短 ，i 


选 


2% 








这 利 


ДИ 























精确 度 能 达到 0. 5 一 Imin， 在 实 





и м 


园 二 工程 计量 与 计价 


сч 





工人 工作 时 间 














必需 消耗 的 时 间 : 工 人 在 正常 施工 
条 件 下 ,完成 一 定 产品 所 消耗 的 时 


间 , 是 制定 定额 的 主要 依据 


因素 有 关 的 时 间 消 耗 


损失 时 间 : 与 产品 生产 无 关 ， 而 和 施工 组 织 和 技 
术 上 的 缺点 有 关 , 与 工人 的 个 人 过 失 或 某 些 偶然 




















































一 种 值得 提 


然 H 
休息 时 间 :工人 Фант 偶然 工作 时 间 : 工 тышт] | из 
为 了 恢复 体力 作 班 内 停止 | | 动 纪律 
所 必需 的 短暂 ше 损失 时 间 
休息 和 生理 需 作 时 间 ,拟定 定额 | | 时 间 损失 
要 的 时 间 消耗， 时 要 适当 考虑 它 

的 影响 
施工 本 身 造成 的 Тит 本 身 造 成 








停工 时 间 : a 于 施 
原因 














倡 的 方法 。 


Р 2.15 工人 工作 时 间 分 类 图 


工作 日 写实 法 是 一 种 研究 整个 工作 班 内 各 种 工时 时 间 消 耗 的 方法 ， 包 括 研究 有 效 工 作 时 
间 、 休 息 时 间 、 不 可 避免 中 断 时 间 。 运 用 工作 日 写实 法 有 两 个 目的 : 


间 、 损 失 时 | 


一 是 取得 编 


制定 额 的 基础 资料 ; 三 是 检查 定额 的 执行 情况 。 找 出 缺点 ,改进 工作 。 工 作 晶 写实 法 具有 技 





术 简 便 、 节 省 费 











2.2.2 劳动 定额 及 其 表达 式 


时 、 应 用 面 广 和 资料 全 面 的 优点 ， 在 我 国 是 一 种 应 用 较 广 的 编制 定额 方法 。 


劳动 定额 由 于 表现 形式 不 同 ,分 为 时 间 定额 和 产量 定额 。 由 标定 对 象 不 同 ， 分 为 单项 





工序 定额 和 综合 合 定额 。 


І. 时 间 定 额 和 产量 定额 


时 间 定 


从 、 工 日 /内 





额 是 指 完成 质量 
单位 产品 时 间 定 额 ЖЕН 
时 间 定 额 的 单位 有 工 日 /m、 工 日 /m?、 





ЕАР, 





合格 的 单位 产品 所 消耗 的 时 间 。 


小 组 成 员 数 








小 组 每 班 产量 
ЖН? ТНА. 


产量 定额 是 指 单位 工 日 中 所 完成 的 合格 产品 的 数量 。 


产量 定额 的 单位 有 m/ 工 日 、m/ 工 日 、m/ 工 日 、 


工 日 、 扇 / 工 日 等 。 
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мрак а 1 
шал 





t / 工 日 、 块 / 工 日 、 根 /了 


工 日 / 块 、 工 日 / 株 、 件 / 


СН. #/ 
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[12-1] 人 工控 土方 工程 ， 工 作 内 容 为 控 土 、 装 土 、 修 理 边 底 等 操作 内 容 ， 控 lm 
的 二 类 土 ， 时 间 定 额 为 0.192 工 日 ， 记 作 0. 192 工 日 /m? ,产量 定额 为 1/0. 192=5. 208 
Сп), Е 5. 208ms/ 工 日 。 
2. 单项 工序 定额 和 综合 定 
单项 工序 定额 表示 生产 质量 合格 产品 需要 的 某 项 工序 的 时 间 。 综 合 定额 表示 完成 同一 
产品 中 的 各 单项 定额 的 综合 。 
综合 时 间 定 额 三 之 各 单项 工序 时 间 定 额 

















о теле 
【 例 2-2】 已 知 弹 石 片 每 10m? 园 路 的 劳动 定额 。 弹 石 片 包括 铺面 、 调 制 砂浆 、 运 输 
3 个 工序 ， 各 工序 的 劳动 定额 分 别 为 1.014 工 日 /10m2 0. 263 工 日 /10m2 0. 611 工 日 / 
10m* 。 问 该 弹 石 片 园 路 的 产量 定额 为 多 少 ? 
解 : 弹 石 片 园 路 综合 时 间 定 额 为 : 1. 014 十 0. 263 +0. 611 二 1.888( 工 日 /10m2 ) 。 
弹 石 片 园 路 的 产量 定额 为 : 1 二 1.888X10 一 5. 297Cn2y 工 日 ) 。 


2.2.3 制定 劳动 定额 的 方法 


1 技术 测定 法 


技术 测定 法 的 步骤 如 下 。 
(1) 技术 测定 法 需要 拟定 正常 的 施工 作业 条 件 ; 包括 施工 作业 内 容 、 作 业 方 法 、 施 工 
作业 地 点 的 组 织 、 施 工作 业 人 员 的 组 织 。 
(2) 拟定 施工 作业 的 定额 时 间 : 包括 基本 工作 时 间 、 辅 助 工 作 时 间 、 准 备 、 结 束 时 
间 、 休 息 时 间 、 不 可 避免 的 中 断 和 休息 时 间 。 
定额 时 间 三 基本 工作 时 间 十 辅助 工作 时 间 、 准 备 、 结 束 时 间 十 不 可 避免 的 中 断 和 休息 时 间 
举例 如 下 。 
作业 内 容 : 砌 砖 景 墙 。 
作业 方法 : 放 线 、 砌 筑 、 勾 缝 。 
施工 组 织 : 运 砖 、 运 砂浆 、 砌 筑 (小 工 、 大 工 )。 
基本 工作 时 间 : 砌 砖 、 铺 砂浆 、 勾 缝 、 弹 灰 线 。 
辅助 工作 时 间 : 修理 墙 面 。 
准备 与 结束 时 间 : 接受 施工 任务 单 、 研 究 图 纸 、 准 备 工 具 、 领 取材 料 、 布 置 工作 地 点 等 。 
不 可 避免 的 中 断 和 休息 时 间 。 
(3) 确定 时 间 定额 。 


基本 工作 时 间 
НЕВЕ 
【 例 2 - 3】 人 工 伐 树 ， 伐 1 株 需要 消耗 基本 工作 时 间 25min。 辅 助 工作 时 间 占 工作 班 
延续 时 间 的 2 中， 准备 与 结束 时 间 占 1%， 不 可 避免 中 断 时 间 占 1%， 休 息 占 20%, 1888 
定时 间 定 额 。 
解 : 设 工作 班 延续 时 间 为 zx， 则 
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ыенен 


25 十 2%z 十 1%z 十 1%z 十 20%z 一 并 
即 ж=25/[1—(2%-+1%+1%-+20%)]=33 аа) 
换算 为 工 日 ， 则 时 间 定 额 为 : 33/(60X8) 王 0.069( 工 日 / 株 )， РА = 1/0. 069= 
14( 株 / 工 日 ) 。 


2. 比较 类 推 法 

比较 类 推 法 是 选 定 一 个 已 经 确定 好 的 典型 项 目的 定额 ， 经 过 对 比分 析 ， 计 算出 同类 型 
其 他 相 邻 项 目的 定额 的 方法 ( 表 2. 15)。 采 用 这 种 方法 工作 量 小 ， 简 单 易 行 。 适 用 于 制定 同 
类 产品 品种 多 、 批 量 小 的 劳动 定额 。 













































































表 2.15 挖 地 槽 时 间 定 额 比较 类 推 表 单位 : 工 日 /mm 
挖 地 模 深 度 在 1. 5m 以 内 
项 а 耗 用 工时 比例 上 口 宽度 在 (m 以 内 ) 
0.8 1.5 3 

一 类 土 1.00 0. 167 0. 144 0. 133 

一 类 土 1. 43 0. 239 0. 206 0. 190 
三 类 土 2.50 0.418 0.360 0. 333 
四 类 土 3.76 0.628 0. 541 0. 500 
比较 类 推 法 的 公式 为 

t=p to 


Җи: /一 一 比较 类 推 同类 相 邻 定额 项 目的 时 间 定 额 ; 

0 一 一 典型 项 目的 时 间 定 额 ; 

/一 一 各 同类 相 邻 项 目 耗 用 工时 的 比例 。 

3. 统计 分 析 法 

统计 分 析 法 是 将 以 往 施工 中 所 累积 的 同类 型 工程 项 目的 工时 耗 用 量 加 以 科学 地 统计 、 
分 析 ， 并 考虑 施工 技术 与 组 织 变化 的 因素 ， 经 分 析 研 究 后 制定 劳动 定额 的 一 种 方法 。 为 了 
使 定额 保持 平均 先进 水 平 ， 应 该 从 统计 资料 中 求 出 平均 先进 值 。 
平均 先进 值 的 计算 步骤 如 下 。 

а) 删除 统计 资料 中 特别 偏 高 、 偏 低 及 明显 不 合理 的 数据 。 

(2) 计算 出 算术 平均 值 。 

(3) 在 工时 统计 数组 中 ， 取 小 于 上 述 算术 平均 值 的 数组 ， 再 计算 其 平均 值 ， 即 为 平均 
先进 值 。 

[92-4] 某 木 制 飞 来 椅 ， 根 据 统 计数 据 完成 每 米 木 制 飞 来 椅 所 需要 的 时 间 有 10 组 
数据 ，23h，24h，21h，25h，28h，30h，26h，24h，27h，25h。 试 采用 统计 分 析 法 确定 
木 制 飞 来 椅 的 时 间 定 额 。 

解 : 先 计 算 10 个 统计 数据 的 算术 平均 值 : (23 十 24 十 21 十 25 十 28 十 30 十 26 十 24 十 27 二 
25) ---10--25. 2(h) 。 

去 掉 时 间 超 过 25. 2 小 时 的 数据 ， 即 去 掉 28h、30h、26h 、27h。 
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剩 下 数据 再 求 平均 值 : (23 十 24 十 21 十 25 十 24 十 25)/6 一 24(h) 。 

木 制 飞 来 椅 的 时 间 定 额 为 : 24/8 一 3( 工 日 /m) 。 

4. 经 验 估计 法 

经 验 估计 法 是 对 生产 产品 所 需 消耗 的 工 日 、 原 材料 、 机 械 台 班 等 的 数量 ,根据 定额 管 
理 人 员 、 技 术 人 员 、 工 人 等 以 往 的 经 验 ,结合 图 纸 分 析 、 现 场 观察 、 分 解 施工 工艺 、 组 织 
条 件 和 操作 方法 来 估计 ， 适 用 于 制定 多 品种 产品 的 定额 。 

经 验 估计 法 技术 优点 是 简单 、 工 作 量 小 、 速 度 快 ， 缺 点 是 人 为 因素 较 多 ， 科 学 性 、 准 























2.2.4 园林 绿化 工程 劳动 定额 


1. 绿化 工程 

1) 范围 和 规范 性 引用 文件 

《建设 工程 劳动 定额 一 一 园林 绿化 工程 》 绿 化 工程 分 册 标 准 适用 于 城市 园林 和 市 政 绿 
化 工程 ， 也 适用 于 厂矿 、 机 关 、 学 校 、 宾 馆 、 居 住 小 区 的 绿化 项 目 (图 2. 16)。 

2) 使 用 规定 和 工作 内 容 

а) 工程 量 计算 规则 。 在 此 分 册 中 ， 伐 树 、 挖 树 根 、 砍 灌木 从 、 起 挖 或 栽植 乔 灌 木 和 
攀缘 植物 、 栽 植 水 生 植物 、 乔 灌木 及 攀缘 植物 的 养护 、 树 身 涂 白 均 以 “ 株 ” 计 算 工 程 量 。 

栽植 色 带 、 片 植 花卉 及 绿 篇 、 栽 植 草 皮 及 喷 播 草 籽 、 遮 阴 棚 搭设 ,成 片 绿 篇 、 花 卉 、 
草坪 的 养护 ， 水 体 护理 、 水 池 清 洗 、 色 带 防 寒 均 按 面 积 以 “m*” 计 算 工 作 量 。 

栽植 单 、 双 排 绿篱 以 长 度 计算 ， 草 绳 绕 树干 的 长 度 以 “延长 米 ” 计 算 工 作 量 。 

(2) 水 平 与 垂直 运输 ， 绿 化 工程 定额 项 目 已 包括 施工 地 点 至 堆放 地 点 距离 不 大 于 50m 
的 花草 树木 搬运 。 如 果实 际 超 运 距 用 工 ， 每 超过 10m， 按 相应 定额 项 目 时 间 定 额 综合 用 工 
乘 以 1.5% 计 算 。 
屋面 绿化 工程 ， 人 力 垂直 运输 增加 用 工 ， 垂 直 运 距 每 10m 按 相应 定额 项 目 时 间 定 额 
综合 用 工 乘 以 系数 3.5% 计 算 。 

(3) 使 用 系数 。 起 控 或 栽植 树木 定额 中 以 一 、 二 类 土 为 准 ， 如 为 三 类 土 ， 时 间 定 额 乘 
以 系数 1. 34， 四 类 土 时 间 定 额 乘 以 系数 1. 76， 冻 土 人 工 乘 以 系数 2. 20。 
片 植 铀 惫 的 地 被 植物 (图 2. 17) 按 片 植 花卉 项 目 执行 且 乘 以 系数 1. 2。 


И при ЖО, 




































































Е 


2.16 乔 灌木 种 植 图 2.17 жайна 
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清除 铀 外 的 地 被 植物 按 清除 草皮 定额 执行 且 乘 以 系数 0. 80, 
在 边 坡 起 挖 或 栽植 花草 树木 按 相应 定额 项 目 乘 以 系数 1. 2。 
标准 同时 使 用 两 个 或 两 个 系数 时 ， 按 连 乘 方法 计算 。 


(4) 相关 规定 。 























胸径 是 指 地 表面 向 上 1. 2m 处 树干 的 直径 。 株 高 是 指 地 表面 至 树 顶端 











的 高 度 。 冠 从 高 是 指 地 表面 至 乔 ( 灌 ) 木 项 端的 高 度 。 篇 高 是 指 地 表面 至 绿 篇 顶端 的 高 度 。 


3) 时 间 定 额 表 


人 工 、 机 械 伐 树 ， 挖 从 4 





E 竹 、 镜 除草 皮 和 整理 绿化 

















表 2.16 绿化 工程 时 间 定 额 表 1 


地 的 综合 时 





间 定 额 见 表 2. 16. 





























定额 编号 ЕА0001 ЕА0013 ЕА0029 ЕА0036 ЕА0037 
人 工 伐 树 机 械 推 树 墩 丛生 竹 
项 目 离 地 200mm 处 直径 树 墩 直径 根 盘 直 径 铲除 草皮 整理 绿化 用 地 
之 100mm <300тт <400тт 
综合 0. 069 工 日 / 株 0.050 台 班 / 株 | 0. 130 Т.Н /Ж (0. 300 工 日 /10m2| 0. 450 工 日 /10m2 














起 挖 乔木 、 灌 木 和 人 竹 类 的 综合 时 间 定额 和 各 工序 时 间 定 额 见 表 2. 17。 其 中 综合 时 间 定 
额 等 于 各 工序 时 间 定 额 的 合计 。 起 挖 项 目 各 分 项 工程 (起 挖 乔木 、 起 挖 灌木 、 起 挖 散 生 人 竹 ) 



































综合 施工 过 程 都 包含 起 挖 、 搬 运 绑扎 修理 和 回填 土 坑 3 个 工序 。 
表 2. 17” 绿 化 工程 时 间 定 额 表 2 单位 : 工 日 / 株 
定额 编号 EA0041 ЕА0076 ЕА0082 
项 目 ЖЖ 起 挖 灌木 ( 灌 从 起 挖 散 生 竹 
(年 球 直径 三 200mm) 高 三 1000mm) (胸径 过 60mmy) 
综合 0. 045 0. 021 0.070 
起 挖 0.019 0. 009 0. 030 
搬运 、 绑 扎 、 修 理 0.019 0. 009 0. 030 
回填 土 坑 0. 007 0. 003 0.010 
栽植 乔木 、 灌 木 和 竹 类 的 综合 时 间 定 额 和 各 工序 时 间 定 额 见 表 2. 18。 其 中 综合 时 间 定 




















额 等 于 各 工序 时 间 定 额 的 合计 。 栽 植 项 目 各 分 项 工程 (如 栽植 乔木 、 栽 植 灌木 、 栽 植 散 生 





























人 竹 ) 综 合 施 工 过 程 都 包含 挖 种 植 穴 和 栽植 两 个 工序 。 
表 2.18 绿化 工程 时 间 定额 表 3 单位 : 工 日 / 株 
定额 编号 EA0091 ЕА0126 EA0132 
项 目 栽植 乔木 栽植 灌木 ( 灌 从 栽植 散 生 竹 
( 土 球 直径 三 200mm) << 1000гат) С 60тт) 
综合 0. 040 0. 030 0.070 
挖 种 植 穴 0.012 0. 007 0. 024 
栽植 0. 028 0. 023 0. 046 
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乔木 、 灌 木 和 竹 类 养护 的 综合 时 间 定 额 见 表 2. 19。 其 中 成 活 养 护 乔木 、 球 形 植物 和 运 























动 草坪 按 月 计 取 劳动 消耗 。 保 存 养 护 乔木 、 成 片 绿 篇 按 年 计 取 劳 动 消耗 。 
表 2.19 绿化 工程 时 间 定 额 表 4 
定额 编号 ЕА0266 ЕА0310 ЕА0329 ЕА0029 ЕА0367 
х 成 活 养护 球 成 活 养护 运 保存 养护 成 
3 3 3 3 
成 活 养 护 乔木 形 植物 动 章 坪 保存 养护 乔木 ШҮ 
项 目 
胸径 же 播种 胸径 高 度 
三 50mm <1000тт 50mm 三 500mm 
А. 0. 580 ГН/ 0. 320 Т.Н / 0. 650 工 日 / 1.971 工 日 / 1. 040 ТН/ 
ти (10 株 .月 ) (10 株 .月 ) (10m2。 月 ) (10 + 年 ) (100 + 46) 




















2. 园 路 、 园 桥 及 假山 工程 














р 范围 和 规范 性 引用 文件 
《建设 工程 劳动 定额 一 一 园林 绿化 工程 》 园 路 网 桥 














分 册 标 准 适用 于 公园 、 小 游园 、 庭 园 的 园 路 (图 2. 18)、 
А. Ш, Же ГЕ. 
2) 使 用 规定 和 工作 内 容 
а) 工程 量 计算 规则 。 各 种 园 路 、 孵 石 拼花 、 贴 
陶瓷 片 、 购 草 砖 铺 、 石 作 栏 板 、 山 坡 石 台阶 均 按 面积 
Д “п?” Ж. РМА, БЇР, ЕЕ, Ея 
FE 安装 、 地 伏 石 均 按 体 积 以 “m ”计算 。 石 栏杆 柱 以 
“ 根 ” 计 算 ， 石 作 抱 鼓 以 “ 块 ” 计 算 。 堆 砌 假山 、 布 置 图 2.18 ма 
景 石 、 自 然 式 石 驱 岸 以 “t” 计 算 。 塑 假山 石 、 贴 卵石 
护岸 按 其 表面 积 以 面积 计算 。 堆 筑 土山 丘 按 水 平 投影 外 接 和 矩形 面积 乘 以 高 度 的 1/3 以 体积 
计算 。 原 木 桩 驳 岸 以 桩 长 度 乘 以 截面 面积 以 体积 计算 。 

(2) 水 平 运输 。 定 额 包 括 材 料 场 内 不 大 于 50m 的 水 平 运输 。 

(3) 使 用 系数 。 石 做 金刚 墙 按 石 桥墩 项 目 执行 ， 定 额 综 合用 工 乘 以 系数 1. 2 

若 在 满 铺 卵石 地 面 (图 2. 19) 中 用 砖 、 瓦 、 瓷 片 拼花 时 ， 拼 花 部 分 按 相应 的 地 面 定额 计算 
定额 综合 用 工 乘 以 系数 1. 5。 满 铺 卵 石 地 面 若 需要 分 色 拼花 时 ， 定 额 综合 用 工 乘 以 系数 1. 2。 
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图 2.19 满 铺 卵 石 拼 花 地 面 


园 村 工程 计 星 与 计价 


控 运 淤泥 等 应 该 按 《 建 筑 ] 





包括 了 砍 砖 、 
自然 式 驶 岸 定额 项 目 均 未 包括 基础 ， 也 不 包括 采购 


栏 板 望 柱 制作 安装 如 
内 硅 塑 假山 或 作 盆景 式 假山 时 ， 定 额 综合 用 工 乘 以 系数 1. 5。 


РИВА: 


塑 假 
项 目 


为 斜 形 或 异形 时 ， 


对 使 用 两 个 或 两 个 以 上 系数 时 ， 
也 相关 规定 。 园 路 、 园 桥 、 假 山 


н] 
1 









































筛选 、 清 洗 砖 、 瓷 片 等 








山石 、 
也 未 包 








舌 制作 安装 钢 骨 架 用 工 。 


3) 时 间 定 额 表 


























[ 程 劳动 定额 一 一 下 











定额 综合 | 





按 连 乘 方法 计算 。 
及 驶 岸 工程 的 挖 3 











Е. АМ, Ш 
E 筑 工程 》 相 关 项 目 计 算 用 工 。 孵 石 护岸 适 
护岸 ， 不 适用 于 点 布 大 卵石 护岸 。 园 路 地 面包 括 了 结合 层 ， 不 包括 垫 层 。 路 
沿 、 路 牙 材 料 与 路 面相 同时 ， 其 用 工 已 包括 在 定额 内 。 砖 地 面 、 卵 石 地 面 、 瓷 片 地 面 定额 
Г. НИЕ Я ГИУ] 
山石 前 的 选 石 。 塑 假 


工 乘 以 系数 1. 2。 
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填 、 围 





























г. ЖИВЕШ. 
山 定额 








































































































网 路 面 层 的 综合 时 间 定 额 和 各 工序 时 间 定 额 见 表 2. 20。 其 中 综合 时 间 定 额 等 于 各 工序 时 
间 定 额 的 合计 。 园 路 面 层 项 目 各 分 项 工程 (如 满 铺 卵石 拼花 面 、 方 整 石板 面 层 、 弹 石 片 ) 综 合 
施工 过 程 都 包含 铺面 、 调 制 砂浆 / 铺 砂 和 运输 砂浆 和 砂 З 个 工序 : 园 路 面 层 包含 结合 层 。 
表 2.20 园 路 面 层 时 间 定 额 单位 : Т. Лоп 
定额 编号 EB008 EB0018 EB0034 
项 目 满 铺 卵石 面 (拼花 7 方 整 石板 面 层 ( 平 道 ) 弹 石 片 
综合 17. 850 3. 090 1. 888 
铺面 17.461 2. 145 1. 014 
调制 砂浆 / 铺 砂 0.221( 调 制 砂浆 ) 0. 186( 铺 砂 ) 0. 263 
运输 0. 168 0. 759 0. 611 
园 桥 的 综合 时 间 定 额 和 各 工序 时 间 定 额 见 表 2. 21。 园 桥 项 目 各 分 项 工程 (如 毛 石 基础 、 
毛 石 桥 台 、 石 桥 面 等 ) 综 合 施工 过 程 都 包含 砌 石 /安装 桥 面 、 调 制 砂浆 和 运输 砂 石 3 个 
工序 。 
表 2.21 园 桥 时 间 定 额 单位 ， 工 日 /mm 
定额 编号 EB0040 EB0042 ЕВ0050 
项 目 基础 ( 毛 石 ) 桥 台 ( 毛 石 ) 石 桥 面 (10m' ) 
综合 1. 220 2.220 11. 339 
砌 右 / 安 装 桥 面 0. 593( 砌 石 ) 1. 668( 砌 石 ) 10. 728( 安 装 桥 面 ) 
调制 砂浆 0. 221 0. 209 0. 123 
运输 0. 406 0. 343 0. 448 
假山 、 驳 岸 工程 的 综合 时 间 定 额 和 各 工序 时 间 定 额 见 表 2. 22。 假 山 、 石 筹 项目 各 分 项 
工程 (如 湖 石 假山 、 人 造 湖 石 峰 、 石 笋 安装 等 ) 综 合 施 工 过 程 都 包含 堆砌 /安装 、 调 制 砂浆 、 
混凝土 搅 的 和 运输 砂 石 4 个 工序 。 布 置 景 石 、 自 然 式 驶 岸 分 项 工程 包含 布 石 / 砌 石 、 调 制 
砂浆 和 运输 砂 石 3 个 工序 。 
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ида 
园林 工程 计价 的 费用 构成 


园林 工程 计价 的 目的 是 形成 工程 造价 。 工 程 造价 反映 了 园林 工程 建设 各 环节 的 建设 费 
用 。 无 论 是 投资 估算 、 设 计 概 算 、 施 工 图 预算 还 是 竣工 决算 ,工程 造价 费用 的 构成 是 相对 
固定 的 ， 主 要 反映 为 工程 建设 所 需 的 固定 资产 投资 。 根 据 《建设 项 目 经 济 评价 方法 参数 
三 》(2006)， 固 定 资 产 投资 一 般 包括 设备 工 器 具 购 置 费 、 建 筑 安装 工程 费 、 工 程 建设 其 他 
费 、 预 备 费 和 建设 期 贷款 利息 。2006 年 ， 原 建设 部 颁发 的 《建筑 安装 工程 党 用 项 目 组 成 》 
( 建 标 [2003] 206 号 文 ) 进 一 步 确定 了 建筑 安装 工程 费用 的 构成 。 国 外 工程 造价 构成 主要 
体现 为 世界 银行 和 国际 咨询 工程 师 联合 会 颁布 的 费用 结构 。 国内 工程 造价 在 《建设 项 目 经 
济 评价 方法 参数 三 》 和 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》 基 础 上 细 化 ， 一 般 区 分 清单 计价 法 
和 定额 计价 法 略 有 不 同 ， 但 费用 的 本 质 是 一 样 的 。 


i ) 


1. 了 解 国外 园林 工程 造价 的 费用 构成 。 
2. 掌握 国内 清单 计价 法 园林 工程 费用 构成 和 计价 程序 。 
3. 掌握 国内 定额 计价 法 园林 工程 费用 构成 和 计价 程序 。 














@Ш&==х ) 

知识 要 点 Ех 相关 知识 

Г. (1) фага 7 

工程 造价 (2) 了 解 国外 园林 工程 造价 的 构成 аа 
(1) 了 解 工程 造价 费用 构成 的 依据 Р 

费用 构成 (2) 熟 种 《建设 项 目 经 济 评价 方法 参 孝 а 
=) № [2003] 206 号 文 кошы» 

清单 计价 党 用 наои ви жазга 











ў 基本 概念 


тези: 完成 一 个 工程 项 目的 建设 所 需要 花费 的 全 部 费用 。 一 般 表 现 为 工程 投资 费 
用 或 工程 建造 价格 两 个 层面 。 工 程 投资 费用 是 指 工程 从 确定 意向 开始 至 竣工 验收 时 止 的 全 
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第 3 意 ” 园林 工程 计价 的 费用 构成 





部 固定 资产 投资 。 工 程 建造 价格 一 般 指 工程 的 建筑 安装 工程 费 。 

工程 造价 的 费用 构成 : 按 项 目 建设 过 程 中 各 类 费用 支出 或 花费 的 性 质 、 途 径 等 来 确定 
的 工程 费用 分 解 结构 。 

固定 资产 投资 : 建设 投资 和 建设 期 利息 的 合计 。 建 设 投资 一 般 包 含 设备 工 器 具 购 置 
费 、 建 筑 安装 工程 费 、 工 程 建设 其 他 费 和 预备 费 。 

建筑 安装 工程 费 : 用 于 工程 建筑 施工 和 安装 施工 的 费用 。 


за 





两 位 造价 员 的 心路 历程 


造价 员 1， 我 是 2003 年 参加 工作 的 ， 毕 业 后 第 一 份 工作 就 是 施工 单位 的 预算 员 ， 刚 开始 主要 的 工作 
就 是 工程 量 计 算 和 投标 。 时 刻 关 注 招标 公告 ， 只 要 看 到 我 所 在 的 企业 满足 招标 公告 的 要 求 就 会 报名 和 参与， 
投 过 的 标 不 计 其 数 ， 记 得 有 一 次 打印 投标 书 时 ， 打 印 纸 出 来 都 汤 手 了 。 说 到 计算 工程 量 ， 现 在 可 能 大 家 
很 少 去 手工 计算 了 ， 记 得 当时 最 痛 营 的 就 是 手工 计算 框架 梁 筋 。` 查 锚固 长 度 ， 一 根 根 算 ， 再 用 计算 器 汇 
总 ， 现 在 想来 那 也 是 我 成 长 中 的 一 段 宝贵 经 历 。 

造价 员 2: 我 2005 年 考取 建筑 经 济 师 ，2006 ЕКТ И ПЕЙ, 2007 年 考取 了 造价 师 和 一 级 建造 师 
(建筑 工程 专业 )，2009 年 又 考取 了 监理 工程 师 和 招标 师 。 这 些 证 书 的 取得 都 是 在 工作 经 常 加班 的 基础 上 
完成 的 ，2005 一 2007 年 以 结算 审计 为 主 ，2007 :年 以 后 以 招标 代理 为 主 。 其 实学 习 与 工作 都 有 相似 的 地 
方 ， 都 需要 认真 对 待 ， 并 且 二 者 可 以 互相 促进 ,如 学 习 建 筑 经 济 师 对 工程 结算 就 有 一 定 的 帮助 。 参 加 了 
这 么 多 考试 ， 让 我 找到 了 好 多 学 习 与 工作 的 方法 ， 有 了 这 些 方法 就 可 以 提高 工作 效率 。 

还 是 说 一 下 XXX 工程 审计 的 情况 到 。 拿 到 这 个 工程 我 首先 检查 建设 单位 提供 的 资料 是 否 完整 ， 
手续 是 否 完 备 。 发 现 工程 竣工 报告 不 侈 、 签 证 资料 手续 未 全 后 ， 建 设 单位 迅速 补 齐 了 。 结 算 审计 中 发 现 
钢筋 工程 量 误差 较 大 ， 有 些 定额 子 目 套用 有 误 , ;经 过 与 施工 单位 的 造价 员 初 步 核 对 ,得 出 了 初步 结果 并 
汇总 了 双方 争议 问题 ,之 后 召集 建设 单位 、 监 理 单位 、 施 工 单位 和 审计 单位 一 起 开会 ， 对 争议 问题 研究 
了 解决 办 法 。 此 次 审计 得 到 了 建设 单位 的 肯定 和 施工 单位 的 理解 ， 圆 满 地 完成 了 工作 任务 

(资料 来 源 : 筑 龙 造价 网 ，50 位 造价 人 的 造价 故事 





| 3.1 国内 外 园林 工程 造价 的 费用 构成 


3.1.1 国外 园林 工程 造价 的 费用 构成 


1978 年 ， 世 界 银行 (World Bank) 和 国际 咨询 工程 师 联合 会 (federation internationale 
Чез ingénieurs conseils， 法 文 缩写 FIDIC， 英 文 是 international federation of consulting en- 
gineers) 对 项 目的 总 建设 成 本 作 了 统一 规定 。 内 容 包括 项 目 建设 的 直接 成 本 和 间接 成 本 。 
其 中 ， 直 接 成 本 是 直接 与 园林 工程 产品 的 建造 关联 的 费用 。 间 接 成 本 是 一 个 不 具有 关联 产 
剖 的 成 本 ， 但 仍然 是 由 园林 企业 采取 的 。 直 接 成 本 包括 施工 一 线 上 的 员工 的 工资 ， 如 苗 转 
、 苗 木 养护 工 的 工资 。 间 接 成 本 包括 项 目 经 理 的 工资 。 国 外 项 目的 总 建设 成 本 相当 于 国 
内 的 工程 造价 。 
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ыенен 


DMS 国际 公司 被 世界 银行 委托 向 各 成 员 国 收集 世界 各 地 的 建筑 成 本 数据 ， 以 协助 世 
界 银 行进 行经 济 研究 。 数 据 收集 任务 是 一 个 艰难 的 过 程 ， 比 较 容易 产生 较 大 的 偏差 。 在 建 
筑 成 本 顾问 公司 、 估 算 员 和 工料 测量 师 帮 助 下 ，DMS 公司 选择 了 一 个 工作 德 格式 进行 数 
据 收集 , 并 选 定 了 4 个 典型 的 建筑 类 型 住宅、 仓库 、 道 路 和 办 公 楼 。 工 作 德 被 送 到 各 成 
员 国 ， 由 当地 承包 商 或 工料 测量 师 完 成 。 完 成 后 的 数据 被 收集 和 分 析 并 提交 世界 银行 ， 作 
为 其 总 体 经 济 研究 的 一 部 分 。 
美国 工程 师 梅 尔 " 巴塞 洛 缪 提倡 的 击 恩 社区 花园 项 目 使 用 1976 年 提出 的 “平方 英尺 
园艺 方法 ”。 这 种 方法 35 年 后 已 经 成 为 最 为 有 效 、 成 本 最 低 、 收 益 最 高 的 后 院 种 植 形式 。 
花园 投资 一 般 只 需要 4639 美元 ， 包 括 40 平方 英尺 的 菜 ( 果 ) 园 和 60 平方 英尺 的 花园 空间 。 
苏格兰 的 阿 伯 丁 城市 花园 项 目 是 一 个 特殊 的 、 世 界 一流 的 设计 ， 该 项 目 耗 资 1. 4 亿 英 镑 ， 
[Ж 40% 为 自 有 资金 外 ， 其 余 资金 由 TIF 基金 提供 (包括 发 行 信托 基金 ) 。 
. 项 目 直接 建设 成 本 
项 目 直 接 建设 成 本 (direct project construction costs) 一 般 由 直接 人 工 费 、 直 接 材 料 费 
和 直接 机 械 费 用 的 合计 构成 。 所 有 在 产品 线 上 工作 的 员工 全 部 加 在 一 起 的 劳动 力 成 本 ， 是 
总 的 直接 劳动 力 。 直 接 材 料 费 是 产品 使 用 的 所 有 材料 费用 加 在 一 起 的 数额 。 直 接 人 工 和 直 
接 材 料 加 在 一 起 ， 构 成 了 总 直接 成 本 的 大 部 分 。 
上 世界 银 行 直接 成 本 构成 通常 包括 以 下 内 容 。 

(1) 土地 征购 费 。 

(2) 场 外 设施 费用 ， 如 道路 、 码 头 、 桥 粱 、 机 场 、 输 电线 路 等 设施 费用 。 

(3) 场地 费用 ， 指 用 于 场地 准备 、 厂 区 道路 、 铁 路 、 围 栏 、 场 内 设施 等 的 建设 费用 。 

(4) 工艺 设备 费 ， 指 主要 设备 、 辅 助 设备 及 零 配件 的 购置 费用 ， 包括 海运 包装 费用 、 
交 货 港 离 岸 价 ， 但 不 包括 税金 。 

(5) 设备 安装 费 ， 指 设备 供应 商 的 监理 费用 ， 本 国 劳 务 及 工资 费用 ， 辅助 材料 、 施 工 
设备 ， 消 耗 品 和 工具 等 费用 ， 以 及 安装 承包 商 的 管理 费 和 利润 等 。 

(6) 管道 系统 费用 ， 指 与 系统 的 材料 及 劳务 相关 的 全 部 费用 。 

(7) 电气 设备 费 ， 其 内 容 与 第 (4) 项 相似 。 

(8) 电气 安装 费 ， 指 设备 供应 商 的 监理 费用 ,本国 劳务 与 工资 费用 ， 辅助 材料 、 电 
缆 、 管 道 和 工具 费用 ， 以 及 营造 承包 商 的 管理 费 和 利润 。 

(9) 仪器 仪表 费 ， 指 所 有 自动 仪表 、 控 制 板 、 配 线 和 辅助 材料 的 费用 ， 以 及 供应 商 的 
监理 费用 、 外 国 或 本 国 劳务 及 工资 费用 、 承 包 商 的 管理 费 和 利润 。 
(10) 机 械 的 绝缘 和 油漆 费 ， 指 与 机 械 及 管道 的 绝缘 和 油漆 相关 的 全 部 费用 。 
(11) 建筑 费 ， 指 与 建筑 基础 、 建 筑 结 构 、 屋 项 、 内 外 装修 、 公 共 设 施 有 关 的 全 部 
























































































































































(12) 服务 性 建筑 费用 ， 其 内 容 与 第 (11) 项 相似 。 

(13) 工厂 普通 公共 设施 费 ， 指 与 供水 、 燃 料 供应 、 通 风 、 蒸 汽 发 生 及 分 配 、 下 水 道 、 
污 物 处 理 等 公共 设施 有 关 的 费用 。 
(14) 车 辆 费 。 指 工艺 操作 必需 的 机 动 设备 零件 费用 ， 包括 海运 包装 费用 以 及 交 货 
的 离 岸 价 , 但 不 包括 税金 。 

(15) 其 他 当地 费用 。 指 那些 不 能 归 类 于 以 上 任何 一 个 项 目 ， 不 能 计 入 项 目的 间接 成 
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， 但 在 建设 期 间 又 是 必 不 可 少 的 当地 费用 。 如 临时 设备 、 
， 营 地 设施 及 其 管理 、 建 筑 保险 和 债券 、 杂 项 开支 等 费用 。 
2. 项 目 间接 建设 成 本 


Е» 





项 目 间接 建设 成 本 (indirect project construction costs) + 














j。 包 括 以 下 内 容 。 
(1) 项 目 管理 费 。 





制 ， 行 政和 其 他 一 般 管理 的 费用 。 

















4 间 及 成 本 控制 、 行 政 及 其 他 施工 管理 机 构 的 费用 











#за 园林 工程 计价 的 费用 构成 


临时 公共 设施 及 场地 的 维持 


要 表现 为 园林 企业 的 管理 费 





总 部 人 员 的 薪金 和 福利 费 ， 以 及 用 于 初步 和 详细 工程 设计 、 采 购 、 时 间 和 成 本 控 


@ 施工 管理 现场 人 员 的 薪金 、 福 利 费 和 用 于 施工 现场 监督 、 质 量 保证 、 现 场 采购 、 


@ 零星 杂项 费用 ， 如 返工 、 旅 行 、 生 活 津贴 、 业 务 支 出 等 。 





@ 各 种 酬金 。 
(2) 开工 试车 费 


开工 试车 费 指 工厂 投料 试车 必需 的 劳务 和 材料 费用 (项 目 直接 成 本 包括 项 目 完 工 后 的 


试车 和 空运 转 费用 ) 。 
(3) 业主 的 行政 性 费用 
业主 的 行政 性 费用 指 业主 的 项 目 管理 人 员 费 用 及 支出 。 
(4) 生产 前 费用 
生产 前 费用 指 前 期 研究 、 勘 测 、 建 矿 、 采 矿 等 费用 。 
(5) 运费 和 保险 费 

















运费 和 保险 费 指 海运 、 国 内 运输 、 许 可 证 及 佣金 、 海 洋 保险 、 综 合 保 


(6) 地 方 税 
地 方 税 指 地 方 关 税 、 地 方 税 及 对 特殊 项 目 征收 的 税金 。 


险 等 费用 。 


应 急 费 (contingency fee) 用 于 估算 暂时 不 能 明确 的 潜在 项 目 费 用 和 应 对 社会 经 济 因 素 





变化 的 费用 。 包 括 以 下 内 容 。 


(1) 未 明确 项 目 准 备 金 。 此 项 准备 金 用 于 在 估算 不 可 能 明确 的 潜在 项 目 ， 包 括 那 些 在 
做 成 本 估算 时 因为 缺乏 完整 、 准 确 和 详细 的 资料 而 不 能 完全 预见 和 不 能 注 明 的 项 目 ， 并 且 
这 些 项 目 是 必须 完成 的 ， 或 它们 的 费用 是 必定 要 发 生 的 。 它 是 估算 不 可 缺少 的 一 个 组 成 


部 分 。 





(2) 不 可 预见 准备 金 。 此 项 准备 金 (在 未 明确 项 目 准备 金 之 外 ) 用 于 估算 达到 了 一 定 的 
完整 性 并 符合 技术 标准 的 基础 上 ， 由 于 物质 、 社 会 和 经 济 的 变化 ， 导 致 估算 增加 的 情况 。 








不 可 预见 准备 金 只 是 一 种 储备 ， 可 能 不 动用 。 
4 建设 成 本 上 升 费 用 


通常 ， 工 程 项 目的 建设 期 都 在 一 年 以 上 。 从 建设 初期 直至 建设 未 期 ， 生 产 要 素 会 产生 
价格 上 涨 的 现象 。 核 算 时 必须 在 已 知 成 本 的 基础 上 对 项 目的 直接 成 本 和 间接 成 本 进行 调 
整 ， 以 补偿 直至 工程 结束 时 的 未 知 价格 增长 。 这 就 是 建设 成 本 上 升 费用 (construction costs 








rising costs) 。 
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世界 银行 
工程 造价 


土地 征购 费 
场 外 设施 费 

场地 费用 

工艺 设备 费 

设备 安装 费 

管道 系统 费用 
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电气 安装 费 
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建筑 费 
服务 性 建筑 费用 
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其 他 当地 费用 


项 目 直接 建设 成 本 


项 目 管理 费 
开工 试车 费 
业主 的 行政 性 费 
项 目 间接 建设 成 本 = ш 
运费 和 保险 费 
地 方 税 
шир [Ж йшнде 

不 可 预见 准备 金 
建设 成 本 上 升 费用 
3.1 世界 银行 工程 造价 的 构成 











方法 参数 》 (第 三 版 ) 。 


因此 ， 建 设 项 目 工程 造价 的 构成 一 般 包括 工程 费用 、 工 程 建设 其 











国外 对 建设 成 本 上 升 费用 的 估算 采用 点 值 
估算 法 ， 即 在 工程 的 各 个 主要 组 成 部 分 的 细 目 
划分 决定 以 后 ， 便 可 确定 每 一 个 主要 组 成 部 分 
的 增长 率 。 这 个 增长 率 是 一 项 判断 因素 ， 它 以 
已 发 表 的 国内 和 国际 成 本 指数 、 公 司 记录 等 为 
依据 ， 并 与 实际 供应 商 进行 核对 ， 然 后 根据 确 
定 的 增长 率 和 从 工程 进度 表 中 获得 的 每 项 活动 
的 中 点 值 ， 计 算出 每 项 主要 组 成 部 分 的 成 本 上 
升值 。 世 界 银行 工程 造价 的 构成 如 图 3. 1 所 示 。 












































3.1.2 国内 园林 工程 造价 的 费用 构成 


2006 年 ， 国 家 发 展 和 改革 委员 会 颁发 了 
《建设 项 目 经 济 评价 方法 参数 》( 第 三 版 )。 参 数 
三 提出 了 我 国 建设 项 目 总 投资 的 构成 ， 即 我 国 
现行 的 工程 建设 项 目 总 投资 由 固定 资产 投资 和 
流动 资金 投资 构成 。 对 工业 生产 项 目 一 般 除 需 
要 估算 固定 资产 投资 外 ， 还 需要 估算 项 目的 流 
动 资金 和 铺底 流动 资金 。 民 用 建设 项 目 则 只 需 
要 估算 固定 资产 投资 。 所 以 ， 固 定 资产 投资 成 
为 了 通常 所 指 的 工程 造价 的 内 涵 。 工 程 造价 的 
费用 构成 也 指 固定 资产 投资 的 构成 。 园 林 工 程 
建设 项 目 作为 建设 项 目 中 的 一 个 种 类 ， 其 工程 
造价 的 费用 构成 同样 遵照 《建设 项 目 经 济 评价 


























他 费用 、 预 备 费 用 和 建 








设 期 贷款 利息 。 工 程 费用 包括 建筑 安装 工程 费 和 设备 及 工 器 具 购 置 费 。 工 程 建设 其 他 费用 包 


括 土地 使 用 费 、 与 项 目 建 设 有 关 的 其 他 费用 、 与 项 目 生 产 有 关 
买 项 目 各 种 设备 的 费用 为 设备 及 工 器 具 购 置 费 ; 用 于 建筑 施工 和 安装 施工 的 费用 即 为 建筑 安 
于 委托 工程 设计 的 费用 为 勘察 设计 费 ; 用 于 购置 土地 的 费 
我 国 现行 建设 项 目 工程 造价 的 构成 内 容 如 图 3. 2 所 示 。 

FE 10 月 15 日 原 建设 部 、 财 政 部 发 布 的 “关于 印发 《建筑 安装 工程 费 
”( 建 标 [2003] 206 号 文 ) 指 出 建筑 安装 工程 费 由 过 去 的 直接 工程 费 、 
直接 费 、 间 接 费 、 利 润 和 税金 构成 。 虽 然 看 起 来 只 是 直接 工程 


装 工程 费 ; 上 


2003 4 
ЩО ПОША 
费 、 利 润 和 税金 构成 改 为 
费 与 直接 费 仅 两 字 之 差 ， 但 实际 内 容 相 去 甚 远 。 过 去 直接 工程 费 
现场 经 费 构成 ， 其 中 直接 费 指 构成 工程 实体 的 人 工 费 、 材 料 费 、 居 
直接 费 由 直接 工程 费 和 措施 费 构成 ， 其 中 直接 工程 费 等 于 构成 工程 实体 的 人 工 费 、 材 料 


















































费 、 机 械 台 班 费 合计 。 应 该 说 ， 构 成 工程 实体 的 人 、 材 、 机 费用 合计 上 














和 其 他 费用 等 。 这里， 用 于 购 




















等 为 土地 使 











晶 费 。 

















项 目 组 
间接 























直接 费 、 其 他 直接 费 和 
械 台 班 费 合计 。 现 在 的 



































现在 的 直接 工程 费 








表达 更 为 确切 ， 同 时 另 设 措施 费 来 表达 不 构成 工程 实体 但 在 工程 施工 过 程 中 必须 发 生 的 费 
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， 以 直接 工程 费 和 措施 费 合 计 来 构成 直接 费 。 此 费用 构成 更 加 合理 ， 更 能 反映 工程 实 


взе вител 


设备 及 工 器 具 购置 费 直接 费 
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图 3.2 我 国 现行 建设 项 目 总 投资 构成 
际 ， 并 与 工程 量 清单 招 投标 相 适应 ， 避 免 了 传统 费用 构成 的 缺陷 ， 如 图 3.3 所 示 。 


人 工 费 
直接 工程 费 {ине 
直接 费 ( 施工 机 械 使 用 费 
Нод 


назани тше (Од 
利润 (施工 企业 完成 所 承包 工程 获得 的 盈利 ) 
税金 (主要 包括 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 及 教育 费 附 加 等 ) 
四 3.3 ”我国 建筑 安装 工程 费用 的 组 成 









































园林 工程 的 建设 在 实践 中 通常 表现 为 园 公园 
林 建 设 项 目 和 园林 单项 工程 两 个 层面 。 其 建设 项 目 | 旅游 景区 
中 ,园林 建设 项 目 指 公园 、 旅 游 景区 、 风 景 园林 工程 项 目 ПО анаша 
名 胜 区 等 项 目的 建设 。 园 林 单 项 工程 通常 指 oem 
市 政 基 础 设施 项 目的 园林 绿化 配套 、 房 地 产 工业 生产 项 目的 园林 绿化 配套 
开发 项 目的 园林 绿化 配套 、 工 业 生产 项 目的 №34 титаднитеще 
园林 绿化 配套 等 ， 如 图 3. 4 所 示 。 

结合 园林 工程 项 目的 工程 属性 ， 园 林 工程 造价 通常 是 指 园 林 工 程 冉 定 资产 投资 和 园林 工 
































程 建 筑 安装 工程 费 。 除 公园 、 旅 游 景 区 、 风 景 名 胜 区 等 园林 建设 项 目 其 工程 造价 是 指 园 林 工 
程 固定 资产 投资 外 ， 在 市 政 基础 设施 、 房 地 产 开 发 项 目 、 工 业 生产 项 目 中 的 园林 配套 工程 其 
工程 造价 一 般 指 建筑 安装 工程 费 。 风 景 名 胜 区 等 园林 建设 项 目 作 为 独立 的 工程 建设 项 目 ， 其 
- 程 造 价 的 费用 构成 如 图 3.2 所 示 ， 其 中 以 建筑 安装 工程 费 和 工程 建设 其 他 费用 为 主 ， 设 备 
及 工 器 具 购 置 费 、 预 备 费 、 建 设 期 贷款 利息 和 固定 资产 投资 方向 调节 税 为 次 。 房 地 产 开发 项 
目 、 市 政工 程 项 目 中 的 园林 景观 作为 一 个 独立 的 单项 工程 ， 其 造价 费用 一 般 只 计算 建筑 安装 
工程 费 ， 其 他 费用 在 房地产 开发 项 目 或 市 政工 程 项 目 工程 造价 中 计算 ， 如 图 3. 3 所 示 。 

园林 单项 工程 在 计算 建筑 安装 工程 费时 通常 又 分 为 园林 绿化 和 园林 建筑 两 个 单位 工程 ， 有 
时 也 称 园林 绿化 和 硬 质 景观 。 这 种 分 法 类 似 于 建筑 单项 工程 在 计算 建筑 安装 工程 费时 常 分 为 十 
建 和 安装 两 个 单位 工程 一 样 。 本 章 以 下 重点 阐述 园林 单项 工程 建筑 安装 工程 费用 的 构成 。 
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патентзънп 


3.2 清单 计价 模式 园林 工程 费用 





在 园林 工程 施工 图 预算 中 ， 清 单 计价 法 和 定额 计价 法 是 两 种 主要 方法 。 由 于 清单 计价 
法 和 定额 计价 法 在 计价 阶段 、 计 价 方法 和 计价 依据 方面 第 有 不 同 ， 其 建筑 安装 工程 费 的 构 
成 也 有 差异 。 但 无 论 是 采用 清单 计价 法 还 是 定额 计价 法 编制 施工 图 预算 ,计算 结果 都 是 一 
样 的 ， 即 得 出 园林 工程 建筑 安装 工程 费 。 建 筑 安装 工程 费 一般 包 含 建 筑 工 程 费用 和 安装 工 
程 费用 。 其 中 建筑 工程 费用 主要 指 绿化 工程 、 园 路 园 桥 假 山 工程 、 园 林 景 观 工程 、 土 石 方 
工程 费用 、 砌 筑 工程 费用 、 钢 筋 混凝土 工程 费用 、 屋 面 工程 、 脚 手 架 费 用 、 装 饰 装修 工程 
等 工程 费用 。 它 是 按照 土建 单位 工程 建设 过 程 中 的 分 部 分 项 工程 划分 的 。 安 装 工程 费用 包 
括 与 项 目 有 关 的 自动 喷 淋 系统 、 给 排水 系统 、 电 力 照 明 设备 的 安装 费用 。 本 节 介 绍 清单 计 
价 法 园林 工程 费用 的 构成 ，3. 3 节 介 绍 定额 计价 法 园林 工程 费用 的 构成 。 




























































































3.2.1 清单 计价 法 计价 费用 


1. 分 部 分 项 工程 费 

分 部 分 项 工程 费 是 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 的 合计 费用 。 即 分 部 分 项 工程 量 清单 中 
所 列 的 全 部 分 部 分 项 工程 的 清单 工程 量 乘 以 综合 单价 得 到 合 价 后 再 汇总 的 费用 。 由 于 综合 
单价 中 包含 了 分 部 分 项 工程 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 管 理 费 、 利 润 和 风险 ， 从 费用 的 
属性 来 看 ， 分 部 分 项 工程 费 既 体现 出 建筑 安装 工程 费 中 的 直接 工程 费 ， 还 体现 了 间接 费 和 
利润 。 

综合 单价 的 组 价 公式 如 下 。 
分 项 工程 人 工 费 = 之 (分 项 工程 定额 工程 量 X 人 工 实际 消耗 量 X 生 产 工人 的 日 工资 市 场 单 价 ) 

或 























分 项 工程 人 工 费 一 之 (分 项 工程 定额 工程 量 久 分 项 工程 定额 人 工 费 ) 
分 项 工程 材料 费 一 之 (分 项 工程 定额 工程 量 X 材 料 实际 消耗 量 X 材 料 的 市 场 单 
或 








分 项 工程 材料 费 一 之 (分 项 工程 定额 工程 量 X 分 项 工程 定额 材料 费 ) 
分 项 工程 施工 机 械 使 用 费 三 学 (分 项 工程 定额 工程 量 X 机 械 实际 消耗 量 X 机 械 台 班 的 市 场 单价 ) 
或 




















分 项 工程 施工 机 械 使 用 费 三 (分 项 工程 定额 工程 量 X 分 项 工程 定额 机 械 费 ) 
管理 费 二 (分 项 工程 人 工 费 十 分 项 工程 施工 机 械 使 用 费 )X 管 理 费 率 
利润 三 (分 项 工程 人 工 费 十 分 项 工程 施工 机 械 使 用 费 )X 利 润 率 
风险 三 (分 项 工程 人 工 费 十 分 项 工程 施工 机 械 使 用 费 )X 风险 费 率 
分 项 工程 综合 单价 一 (分 项 工程 人 工 费 十 分 项 工程 材料 费 十 分 项 工程 机 械 使 用 费 
十 管理 费 十 利润 十 风险 )/ 清 单 工程 量 
人 工 费 、 材 料 费 和 机 械 费 如 果 采 用 分 项 工程 工程 量 乘 以 定额 人 工 费 、 定 额 材料 费 和 定 
额 机 械 费 用 计算 ， 则 其 综合 单价 组 价 时 ， 管 理 费 、 利 润 和 风险 因素 应 该 合理 考虑 。 风 险 费 
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有 时 也 可 以 不 考虑 。 一 个 清单 项 目 如 果 需 要 套用 多 个 定额 项 目 进行 组 价 ， 则 上 述 分 项 工 














程 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 公式 需要 求 和 。 
分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 见 表 3. 1， 工 程 量 清单 综合 单价 分 析 表 见 表 3. 2。 
表 3.1 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
金额 (元 ) 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特征 | 计量 单位 | 工程 量 
综合 单价 в 其 中 : 暂 估价 






































本 页 小 计 








合计 





#32 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 


а 


























































































































工程 名 称 : Е. 第 页 共 页 
项 目 编码 项 目 名 称 计量 单位 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 合 价 

定额 | 定额 | 定额 数量 рр отр 
编号 | 1 单位 Рр 办 | 管理 到 Р зь И 
Ш 1 / 大 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
人 工 单价 小 计 

元 / 工 日 未 计价 材料 费 

清单 项 目 综合 单价 
А ай. в а Р ка 单价 | 合 价 | 暂 估 | 暂 估 

т 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 (元 ) | сю САС 
料 

м 

明 

细 其 他 材料 费 ы = 

材料 费 小 计 =: == 
注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 项 目 、 编 号 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 入 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “和 暂 估 合 价 ” 栏 。 
2. 措施 项 目 费 


措施 项 目 费 是 措施 项 目 清 单 与 计价 表 的 合计 费用 。 从 《建设 











程 量 清单 计价 规 
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范 》(GB 50500 一 2013) 来 看 ， 措 施 项 目 清单 分 为 措施 项 目 表 ( 一 )( 表 3. 3) 和 措施 项 目 表 
(二 )( 表 3. 4) 。 其 中 ， 措 施 项 目 表 ( 一 ) 按 照 费用 名 目 根据 计算 基数 乘 以 相应 费 率 计算 。 措 
施 项 目 表 ( 二 ) 按 照 措施 项 目 清 单 工程 量 乘 以 综合 单价 确定 。 措 施 项 目 表 (二 ) 费 用 由 于 考虑 
了 综合 单价 ， 其 费用 属性 既 体现 了 措施 费 ， 又 体现 了 间接 费 和 利润 。 而 措施 项 目 (一 ) 的 费 
用 属性 表现 为 措施 费 。 
































表 3.3 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 一 ) 














工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 计算 基础 费 率 (%) 金额 (元 ) 
安全 文明 施工 费 
夜间 施工 增加 费 
二 次 搬运 费 





冬 雨季 施工 增加 费 

大 型 机 械 设 备 进出 场 及 安 拆 费 

施工 排水 

施工 降水 

地 上 、 地 下 设施 及 建筑 物 的 临时 保护 设施 
已 完工 程 及 设备 保护 

各 专业 工程 的 措施 项 目 



































合计 











表 3.4 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 二 ) 
Гу: 标 段 : 第 页 共 页 





序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特征 | 计量 单位 | 工程 量 
































本 页 小 计 


合计 




















安全 文明 施工 费 是 承包 人 按照 国家 法 律 、 法 规 等 规定 ， 在 合同 履行 中 为 保证 安全 施 
工 、 文 明 施工 ， 保 护 现 场 内 外 环境 等 所 采用 的 措施 发 生 的 费用 。 安 全 文明 施工 费 在 措施 项 
目 清 单 与 计价 表 ( 一 ) 中 通常 都 会 计 提 。 安 全 文明 施工 费 应 按照 国家 或 省 级 、 行 业 建 设 主管 
部 门 的 规定 计价 ， 不 得 作为 竞争 性 费用 。 

3. 其 他 项 目 费 


其 他 项 目 费 是 其 他 项 目 清单 计价 表 的 合计 费用 。 其 他 项 目 清单 ( 表 3. 5) 分 为 招标 人 部 
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分 和 投标 人 部 分 。 所 以 其 他 项 目 费 包含 了 招标 人 部 分 的 暂 列 金额 、 暂 估价 和 投标 人 部 分 的 
总 承包 服务 费 和 计 日 工 。 


表 3.5 其 他 项 目 清单 与 计价 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 











序号 项 目 名 称 计量 单位 金额 (元 ) 备注 
1 暂 列 金额 
2 暂 估 价 





2.1 材料 暂 估价 
2.2 专业 工程 暂 估价 











3 计 日 工 
1 总 承包 服务 费 


























ТЕ. 材料 暂 估价 进入 清单 项 目 综合 单价 ， 此 处 不 汇总 。 


暂 列 金额 一 般 按 单位 工程 税 前 工程 造价 的 5% 计 取 。 

暂 估 价 在 预算 书 中 暂 定 并 列 取 。 实 际 发 生 后 在 工程 结算 时 ， 按 实际 发 生 量 加 以 调整 。 
在 工程 投标 时 ， 人 工 暂 估价 、 材 料 暂 估价 应 计 入 分 部 分 项 工程 量 清单 的 综合 单价 报价 中 。 

总 承包 服务 费 工 程 结算 时 按 实际 签证 确认 的 数值 调整 。 

从 费用 属性 来 看 ， 暂 列 金 额 有 预备 费 的 性 质 ， 严格 意义 来 说 不 属于 建筑 安装 工程 费 。 
材料 暂 估 价 属于 建筑 安装 工程 费 中 的 材料 费 ,专业 工程 暂 估 价 属于 建筑 安装 工程 费用 性 
质 。 计 日 工 中 体现 了 直接 工程 费 、 间 接 费 、 利 润 。 

4. 规 费 和 税金 

规 费 包含 了 工程 排污 党 、 工 程 定额 测定 费 、 社 会 保障 费 、 住 房 公积金 和 和 危险 作业 意外 
伤害 保险 。 规 费 属于 建筑 安装 工程 费用 中 的 间接 费 范畴 。 

税金 包含 了 营业 税 、 城 乡 维护 建设 税 和 教育 费 附 加 。 税 金 本 就 是 建筑 安装 工程 费 的 组 
成 部 分 之 一 。 

规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 见 表 3. 6。 

#36 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 




















工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 计算 基础 费 率 (%) 金额 (元 ) 
1 规 费 





1.1 工程 排污 费 
1.2 社会 保障 费 
а) 养老 保险 费 
(2) 失业 保险 费 





























питаеншсня 
( 续 ) 

序号 项 目 名 称 计算 基础 费 率 (%) 金额 (元 ) 

(3) 医疗 保险 费 

1.3 住房 公积金 

1.4 危险 作业 意外 伤害 保险 

1.5 工程 定额 测定 费 























分 部 分 项 工程 费 十 
2 税金 措施 项 目 费 十 其 他 
项 目 费 十 规 费 

















合计 











пе. 根据 建 标 [2003] 206 号 文 规定 ， 规 费 计算 基础 可 为 直接 费 、 人 工 费 、 人 工 费 十 机 械 费 。 
清单 计价 模式 工程 造价 的 构成 如 图 З. 5 所 示 。 


人 工 费 

材料 费 } 一 (1) 直接 工程 费 
分 部 分 项 工程 费 」 机械 费 
管理 费 — (2) 间接 费 
利润 ~(3) 利润 


施工 技术 措施 
施工 组 织 措施 
暂 列 金额 一 预备 费 
暂 估价 一 (1) 直接 工程 费 中 的 材料 费 
总 承包 服务 费 
计 日 工 一 (1 直接 工程 费 、(2) 间 接 费 、(3) 利 润 
工程 排污 费 
工程 定额 测定 费 
规 费 社会 保障 费 一 (2) 间接 费 
住房 公积金 
危险 作业 意外 伤害 保险 


措施 项 目 | | 1 措施 费 


清单 计价 模式 工程 造价 | 其 他 项 目 费 


(т) 直接 费 =(D)#+( 
建筑 安装 工程 费 =(1)+(2)+(3)+(4) 





一 (4) 税金 


营业 税 
税金 1 城乡 维护 建设 税 
教育 费 附 加 





图 3.5 清单 计价 模式 工程 造价 的 构成 
从 计价 方法 看 ,分 部 分 项 工程 费 和 措施 项 目 费 (二 ) 采 用 综合 单价 法 ， 其 他 项 目 费 根据 
估算 ， 措 施 项 目 费 (一 )、 规 费 和 税金 根据 费 率 计算 。 采 用 清单 计价 法 计算 园林 工程 造价 可 
按 表 3.7 计算 。 





























84 


第 3 意 ” 园林 工程 计价 的 费用 构成 


表 3.7 园林 工程 清单 计价 的 计算 方法 









































序号 名 称 计算 方法 
1 分 部 分 项 工程 费 汪清 单 工程 量 X 综 合 单价 
2 措施 项 目 费 (二 ) 之 措施 项 目 工程 量 关 措施 项 目 综合 单价 
3 措施 项 目 费 (一 ) 二 (1 十 2) 中 (人 工 费 十 机 械 费 )X 费 率 
И 招标 人 部 分 按 估算 金额 确定 

1 其 他 项 目 费 я 

投标 人 部 分 根据 招标 人 提出 要 求 所 发 生 费用 确定 
5 规 费 也 (十 2) 中 (人 工 费 十 机 械 费 )X 相 应 费 率 
6 税金 (1 十 2 十 3 十 4 十 5) X 相 应 税率 
7 工程 造价 1 十 2 十 3 十 4 十 5 十 6 

3.2.2 清单 计价 法 计价 程序 


在 工程 招 投标 清单 计价 中 ， 有 两 种 计价 目标 : 一 是 招标 单位 (建设 单位 ) 在 招标 文件 发 
出 之 前 编制 招标 控制 价 ， 二 是 投标 单位 (施工 单位 ) 在 获取 招标 文件 后 ， 进 行商 务 标书 的 投 


标 报价 。 


招标 控制 价 应 由 具有 编制 能 力 的 招标 人 或 受 其 委托 ， 具 有 相应 资质 的 工程 造价 咨 


询 人 编制 。 国 有 资金 投资 的 工程 建设 项 目 应 实行 工程 量 清单 招标 时 ， 应 编制 招标 控制 价 。 
招标 控制 价 超过 批准 的 概算 时 ,招标 人 应 将 其 报 原 概 算 审批 部 门 审核 。 

招标 控制 价 和 投标 报价 王 程 量 清 单 计价 流 程 咯 有 不 同 。 

1. 园林 工程 招标 控制 价 

园林 工程 招标 控制 价 的 编制 流程 如 图 3.6 所 示 。 











凤 悉 施工 图 和 相关 资料 Ы эш |Ы 计算 清单 工程 是 Ы 编制 工程 量 清单 | 
















计算 合 价 计 提 规 费 和 税金 确定 总 造价 并 编制 招标 控制 价 | 确定 分 项 工程 综合 单价 











确定 其 他 项 目 费 确定 措施 项 目 费 计算 分 部 分 项 工程 费 





图 3.6 园林 工程 招标 控制 价 的 编制 流程 


招标 控制 价 应 根据 下 列 依据 编制 与 复核 。 
(1)《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013)。 


(2) 














国家 或 省 级 、 行 业 建 设 主管 部 门 颁发 的 计价 定额 和 计价 办 法 。 


(3) 建设 工程 设计 文件 及 相关 资料 。 


(4) 
(5) 


以 定 的 招标 文件 及 招标 工程 量 清单 。 


与 建设 项 目 相关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资料 。 





(6) 施工 现场 情况 、 工 程 特点 及 常规 施工 方案 。 


(7) 
(8) 


工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 ; 工程 造价 信息 没有 发 布 的 ， 参 照 市 场 价 。 


























其 他 的 相关 资料 。 
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ыенен 


2. 园林 工程 投标 报价 
园林 工程 投标 报价 的 编制 流程 如 图 З. 7 所 示 。 




























研究 招标 文件 “上 熟悉 施工 图 和 相关 资料 [=>] 现场 踏勘 


= 





Еи 








Т [оелән ннн СЕ] 











确定 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 确定 综合 单价 


3.7 园林 工程 投标 报价 的 编制 流程 


投标 报价 应 根据 下 列 依据 编制 和 复核 。 

(1)《 建 设 工程 工程 量 清 单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 。 

(2) 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 颁发 的 计价 办 法 。 

(3) 企业 定额 ， 国 家 或 省 级 、 行 业 建 设 主管 部 门 颁发 的 计价 定额 。 
(4) 招标 文件 、 工 程 量 清单 及 其 补充 通知 、 答 疑 纪 要 。 

(5) 建设 工程 设计 文件 及 相关 资料 。 

(6) 施工 现场 情况 、 工 程 特点 及 拟定 的 投标 施工 组 织 设计 或 施工 方案 。 
(7) 与 建设 项 目 相 关 的 标准 、 规 范 等 技术 资料 。 

(8) 市 场 价格 信息 或 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 。 

(9) 其 他 的 相关 资料 。 


复核 工程 量 清单 
编制 施工 组 织 设 计 和 施工 方案 
计算 施工 工程 量 


市 场 调查 和 询 价 










投标 报价 时 投标 人 应 依据 招标 文件 及 其 招标 工程 量 清单 自主 确定 报价 成 本 。 投 标 报价 
不 得 低 于 工程 成 本 。 投 标 人 应 按 招 标 工程 量 清单 填报 价格 。 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特 





征 、 计 量 单位 、 工 程 量 必须 与 招标 工程 量 清单 一 致 。 投 标 人 可 根据 工程 实际 情况 结合 施工 
组 织 设计 ， 对 招标 人 所 列 的 措施 项 目 进行 增补 。 措 施 项 目 费 应 根据 招标 文件 中 的 措施 项 目 


清单 及 投标 时 拟定 的 施工 组 织 设 计 或 施工 方案 按 规范 规定 自主 确定 。 





从 流程 上 看 ， 投 标 报价 需要 现场 踏勘 、 确 定投 标 策略 、 复 核 工程 量 清单 并 计算 施工 工 








程 量 、 市 场 调查 和 询 价 后 报价 ， 而 招标 控制 价 则 可 直接 根据 工程 量 清单 和 常规 的 施工 方案 


进行 综合 单价 组 价 。 





| 3. 3 定额 计价 模式 园林 工程 费用 


3.3.1 定额 计价 法 计价 费用 


采用 定额 计价 法 编制 园林 工程 设计 概算 和 施工 图 预算 ， 其 成 果 建 筑 安装 了 























即 为 建 标 [2013] 206 号 文中 规定 的 构成 。 由 于 缺乏 概算 定额 ， 当 前 国内 很 多 省 份 编制 园 


[ 程 费 的 构成 














第 3 意 ” 园林 工程 计价 的 费用 构成 


林 工 程 设计 概算 时 依据 预算 定额 ,采用 定额 计价 法 。 浙 江 省 在 工程 实践 中 对 于 措施 费 分 为 
施工 技术 措施 和 施工 组 织 措施 ， 并 将 企业 管理 费 和 利润 合并 为 综合 费用 ( 表 З. 8) 。 


表 3.8 定额 计价 法 建筑 安装 工程 费用 的 构成 
























































司 家 规定 浙江 省 规定 
直接 工程 费 直接 工程 费 
直接 费 施工 技术 措施 费 
建筑 措施 费 
安装 施工 组 织 措施 费 
工程 规 费 规 费 
费 间接 费 
企业 管理 费 
综合 费 月 
利润 利润 
税金 税金 税金 











表 3. 8 显示 ， 关 于 建筑 安装 工程 费 的 构成 ， 国 家 规定 与 浙江 省 规定 两 者 之 间 并 无 矛 
盾 。 浙 江 省 在 实际 操作 中 将 措施 项 目 分 为 施工 技术 措施 和 施工 组 织 措施 ， 并 按 不 同 的 方法 
计算 取 费 ， 将 企业 管理 费 和 利润 合并 为 综合 费用 统一 取 费 ， 也 可 分 开 取 费 。 

1. ай 

直接 费 由 直接 工程 费 和 措施 费 组 成 。 它 是 指 工程 施工 过 程 中 直接 耗费 的 各 项 费用 。 

1) 直接 工程 费 

直接 工程 费 是 指 工程 施工 过 程 中 耗费 的 构成 工程 实体 的 各 项 费用 ， 它 包括 了 工程 施工 
过 程 中 所 消耗 的 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 。 

а) 人 工 费 。 人 工 费 是 指 为 直接 从 事 园 林 工 程 施工 的 生产 工人 开支 的 各 项 费用 。 

工程 人 工 费 二 学 (分 项 工程 工程 量 X 人 工 定额 消耗 量 X 生 产 工人 的 日 工资 单价 ) 

或 





工程 人 工 费 三 光 ( 分 项 工程 工程 量 X 分 项 工程 定额 人 工 费 ) 
(2) 材料 费 。 材 料 费 是 指 施工 过 程 中 耗费 的 构成 工程 实体 的 原材料 、 辅 助 材料 、 构 配 
件 、 零 件 、 半 成 品 的 费用 。 内 容 包括 材料 原价 (或 供应 价格 )、 材 料 运 杂 费 、 运 输 损 耗费 、 
采购 及 保管 费 、 检 验 试验 费 。 
工程 材料 费 一 之 (之 分 项 工程 工程 量 多 材料 定额 消耗 量 多 材料 定额 单价 ) 














或 





工程 材料 费 王 之 (分 项 工程 工程 量 分 项 工程 定额 材料 费 ) 
(3) 施工 机 械 使 用 费 。 施 工 机 械 使 用 费 是 指 施工 机 械 作业 所 发 生 的 机 械 使 用 费 。 
工程 施工 机 械 使 用 费 三 沁 ( 分 项 工程 工程 量 X 机 械 定 额 台 班 消耗 量 X 机 械 台 班 单价 ) 
或 














工程 施工 机 械 使 用 费 == 沁 (分 项 工程 工程 量 X 分 项 工程 定额 机 械 费 ) 
2) 措施 费 
措施 费 是 指 为 完成 工程 项 目 施 工 ， 发 生 于 该 工程 施工 前 和 施工 过 程 中 非 工 程 实体 项 目 
的 费用 ， 其 所 含 内 容 及 计算 方法 见 表 3. 9。 
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ыенен 


23.9 措施 费 的 构成 

































































构成 费用 项 目 计算 方法 
大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 QO 工程 量 X 定 额 单价 
混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 及 支 НФ 
施工 技术 | 
措施 费 脚手架 费 Що) 
施工 排水 、 降 水 费 后 
其 他 施工 技术 措施 费 НФ 
ШҮ 文明 施工 费 Ще 
安全 施工 费 Ще 
临时 设施 费 ДӨ) 
жаш 
缩短 工期 增加 费 НО 
材料 二 次 搬运 费 Ө 
已 完工 程 及 设备 保护 费 по 
其 他 施工 组 织 措施 费 根据 工程 实际 确定 





(1) 施工 技术 措施 费 。 





混凝土 、 钢 筋 混 凝 土 模板 及 支架 是 指 混凝土 施工 过 程 中 需要 的 各 种 钢 模板 、 木 模板 、 
支架 的 摊 销 (或 租赁 ) 费 用 。 具 体内 容 包 括 现 浇 基础 垫 
层 模板 ; 现 浇 独 立 基础 复合 木 模 、 钢 模板 ; 现 浇 基础 梁 复合 木 模 、 钢 模板 ; НОВ 
合 木 模 、 钢 模板 ; 现 浇 混 凝 土 板 复合 木 模 、 钢 模板 ; 现 浇 混 凝 土 柱 复合 木 模 、 钢 模板 ， 现 
浇 混凝土 悬 挑 阳台 、 雨 篷 复合 木 模 、 钢 模板 等 。 具 体 计算 公 
混凝土 构件 工程 量 X 混 凝 土 构件 含 模 量 系数 


支架 等 的 支 、 拆 、 运 输 费 用 及 模板 、 














模板 费用 三 定额 基价 X 相 应 


























АИК. 


其 中 混凝土 构件 含 模 量 系数 在 《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》(2010 





版 下 册 第 十 四 意 “ 每 立方 米 现 浇 混 凝 土 全 模 量 参考 表 ” 中 列 出 ， 











[ 3-1] 某 园林 景 亭 圆 形 柱 采用 现 浇 混凝土 














已 知 圆 形 柱 工程 量 为 0.85m'  ， 直 径 300mm 以 内 ， 





算 定额 》(2010 版 ) 下 册 得 混凝土 加 








形 柱 含 模 量 系数 为 16. 02、 











基价 为 3673 元 /100m2 ， 试 计算 该 


程 














， 模 板 采用 圆 形 柱 复合 木 模 ， 








形 柱 模板 费 














1. 





查 《 浙 江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预 





混凝土 圆 形 柱 复合 木 模 定额 








Ж: 圆 形 柱 模 板 措 施 费 为 :3673X0. 85 < 16. 02--100= 5590070). 








(2) 施工 组 织 措施 费 。 


Ф 安全 文明 施工 费 。 安 全 文明 施工 费 是 指 施工 现场 为 达到 环保 部 门 要 求 、 施 工 现场 
文明 施工 、 施 工 现场 安全 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 其 计算 公式 为 





#за 园林 工程 计价 的 费用 构成 
































安全 文明 施工 措施 费 = 直 接 工 程 费 和 施工 技术 措施 费 中 人 工 费 、 机 械 费 合计 义 定额 费 率 
定额 费 率 区 别 非 市 区 工程 、 市 区 一 般 工 程 和 市 区 临街 工程 确定 。 非 市 区 工程 费 率 区 间 
Я 2.99% —3. 66%, Пр — А 9 4 1 ји] 9) 3. 52% 一 和 .30 名， 市 区 临街 工程 费 率 区 间 
5 4.0504. 950. 
@ 夜间 施工 增加 费 。 夜 间 施工 增加 费 是 指 因 夜 间 施 工 所 发 生 的 夜班 补助 费 、 夜 间 施 


























工 降 效 、 夜 间 施工 照明 设备 挫 销 及 照明 用 电 等 费用 。 其 计算 公式 为 





夜间 施工 措施 费 三 直接 工程 费 和 施工 技术 措施 费 中 人 工 费 、 机 械 费 合计 XX 定额 费 率 








рН] 0. 02% —0. 08%. 





@ 提前 竣工 增加 费 。 提 前 竣工 增加 费 是 指 缩短 工期 ， 项 目 提前 竣工 要 求 发 生 的 施工 


增加 费 。 

















提前 竣工 增加 费 三 直接 工程 费 和 施工 技术 措施 费 中 人 工 费 、 机 械 费 合计 X 定 额 费 率 
定额 费 率 按 缩短 工期 10% 以 内 、20% 以 内 、30% 以 内 确定 。 


当 缩短 工 
当 缩 短工 
当 缩短 - 











= 


0% 以 内 时 ， 定 额 费 率 区 间 为 0. 01% —2. 25% 
期 20% 以 内 时 ， 定 额 费 率 区 间 为 2. 25%—3.3.4% 


-期 30% 以 内 时 ， 定 额 费 率 区 间 为 3. 34% —4. 59% 


Ф 二 次 搬运 费 。 二 次 搬运 费 是 指 因 施工 场地 狭小 等 特殊 情况 而 发 生 的 二 次 搬运 费用 。 


其 计算 公式 为 : 


材料 二 次 搬运 措施 费 三 直接 工程 费 和 施工 技术 措施 费 中 人 工 费 、 机 械 费 合计 X 定 额 费 率 


区 间 为 0. 17% —0. 25%. 


@ 已 完工 程 及 设备 保护 费 。 已 完 开 程 及 设备 保护 费 是 指 竣 工 验收 前 ， 对 已 完工 程 及 
设备 进行 保护 所 需 的 费用 。 其 计算 公式 为 : 





























已 完工 程 及 设备 保护 费 三 直接 工程 费 和 施工 技术 措施 费 中 人 工 费 、 机 械 费 合计 关 定 额 费 率 
定额 费 率 区 间 为 .0.02% 一 0.17%% 。 
此 外 ， 其 他 施工 组 织 措 施 费 的 费 率 区 间 见 表 3. 10。 

表 3.10 施工 组 织 措施 费 费 率 表 

定额 编号 项 目 名 称 计算 基数 费 率 (%) 
D1-6 检验 试验 费 人 工 费 十 机 械 费 0. 83—1. 34 
01-7 冬 雨季 施工 增加 费 人 工 费 十 机 械 费 0. 12 一 0. 36 
01-8 行人 、 行 车 干扰 增加 费 人 工 费 十 机 械 费 1.00--2. 00 
Di='9 优质 工程 增加 费 优质 工程 增加 费 前 造价 1. 00 一 1. 50 
注 : 林 景 观 工程 检验 试验 费 费 率 乘 以 系数 0. 6。 














1. 
2. 单独 绿化 工程 安全 文明 施工 费 费 率 乘 以 系数 0. 7， 检 验 试验 费 费 率 乘 以 系数 0. 2。 
3. 专业 土石 方 工程 安全 文明 施工 费 费 率 乘 以 系数 0. 6， 检 验 试验 费 不 计 。 


2. 间接 费 
间接 费 由 规 费 、 企 业 管理 费 构 成 。 


1) 规 费 


规 费 是 指 政府 及 主管 


门 规定 必须 缴纳 的 费用 。 其 内 容 包 括 工程 排污 费 、 工 程 定额 测 





部 
定 费 、 社 会 保障 费 、 住 房 公积金 、 危 险 作业 意外 伤害 保险 等 。 


ашанын 


а) 工程 排污 费 是 指 施工 现场 按 规定 缴纳 的 工程 排污 费 。 

(2) 工程 定额 测定 费 是 指 按 规定 支付 工程 造价 (定额 ) 管 理 部 门 的 定额 测定 费 。 

(3) 社会 保障 费 内 容 包 含 养老 保险 费 、 失 业 保 险 费 和 医疗 保险 费 。 养 老 保 险 费 是 指 
企业 按 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 养老 保险 费 。 失 业 保险 费 是 指 企业 按照 国家 规定 标准 
为 职工 缴纳 的 失业 保险 费 。 医 疗 保险 费 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 医疗 保 
险 费 。 

(4) 住房 公积金 是 指 企 业 按 规定 标准 为 职工 缴纳 的 住房 公积金 。 

(5) 危险 作业 意外 伤害 保险 是 指 按照 建筑 法 规定 ， 企 业 为 从 事 危 险 作业 的 建筑 安装 施 
工人 员 支 付 的 意外 伤害 保险 费 。 

规 费 的 计算 方法 是 把 以 上 工程 排污 费 、 工 程 定额 测定 费 、 社 会 保障 费 、 住 房 公积金 、 
危险 作业 意外 伤害 保险 等 五 项 费用 合计 统一 计 取 ,《 浙 江 省 建设 工程 施工 取 费 定额 》(2010 
版 ) 中 规定 的 计算 公式 如 下 。 
规 费 二 (人 工 费 十 机 械 费 ) XX 定额 费 率 

定额 费 率 分 仿古 建筑 工程 、 园 林 景观 工程 、 专 业 土石 方 工 程 和 单独 绿化 工程 分 别 确 
定 。 仿 古 建筑 工程 为 13. 33%， 园林 景观 工程 为 13. 19%， 专业 土石 方 工程 为 4.46%， 单 
独 绿化 工程 为 10. 94%. 

2) 企业 管理 费 

企业 管理 费 是 指 建筑 安装 企业 组 织 施 工 生产 和 经 营 管理 所 需 的 费用 ， 包 括 以 下 内 容 。 

(1) 管理 人 员工 资 。 管 理 人 员工 资 是 指 建筑 安装 企业 管理 人 员 的 基本 工资 、 工 资 性 补 
贴 、 职 工 福利 费 、 劳 动 保 护 费 等 。 

(2) 办 公费 。 办 公费 是 指 建筑 安装 企业 管理 办 公用 的 文具 、 纸 张 、 账 表 、 印 刷 、 邮 
电 、 书 报 、 会 议 、 水 电 等 费用 。 

(3) 差 旅 交 通 费 。 差 旅 交 通 费 是 指 建筑 安装 企业 职工 因 公 出 差 、 调 动工 作 的 差 旅 、 住 
勤 补助 费 ， 市 内 交通 费 和 误 餐 补助 费 ， 职 工 探亲 路 费 ， 劳 动力 招募 费 ， 职 工 离 退休 、 退 职 

-次 性 路 费 ， 工 伤 人 员 就 医 路 费 ， 工 地 转移 费 ， 以 及 管理 部 门 使 用 的 交通 工具 的 油料 、 燃 
料 、 养 路 费 和 牌照 费 等 。 

(4) 国定 资产 使 用 费 。 固 定 资产 使 用 费 是 指 建筑 安装 企业 管理 和 试验 部 门 及 附属 生产 
单位 使 用 的 属于 固定 资产 的 房屋 、 设 备 仪器 等 的 折旧 、 大 修 、 维 修 或 租赁 费 。 
(5) 工具 用 具 使 用 费 。 工 具 用 具 使 用 费 是 指 建 筑 安装 企业 管理 使 用 的 不 属于 固定 资产 的 生 
产 工具 、 器 具 、 家 具 、 交 通 工具 和 检验 、 试 验 、 测 绘 、 消 防 用 有 具 等 的 购置 、 维 修 和 摊 销 费 。 

(6) 劳动 保险 费 。 劳 动 保 险 费 是 指 建筑 安装 企业 支付 离 退休 职工 的 易 地 安家 补助 费 、 
只 工 退 职 金 、6 个 月 以 上 的 长 病假 人 员工 资 、 职 工 死亡 丧葬 补助 费 、 抚 恤 费 、 按 规定 支付 
的 离 退 休 干 部 的 各 项 经 费 。 
(7) 工会 经 费 。 工 会 经 费 是 指 建筑 安装 企业 按 职工 工资 总 额 计 提 的 工会 经 费 。 
(8) 职工 教育 经 费 。 职 工 教育 经 费 是 指 建筑 安装 企业 为 了 让 职工 学 习 先 进 技术 和 提高 
只 工 文化 水 平 ， 按 职工 工资 总 额 计 提 的 费用 。 

(9) 财产 保险 费 。 财 产 保险 费 是 指 建筑 安装 企业 施工 管理 用 财产 、 车 辆 保险 。 

(10) 财务 费 、 税 金 和 其 他 。 财 务 费 是 指 建 筑 安装 企业 为 筹集 资金 而 发 生 的 各 种 费用 。 

企业 管理 费 中 的 税金 是 指 建筑 安装 企业 按 规定 缴纳 的 房产 税 、 车 船 使 用 税 、 土 地 使 用 
税 、 印 花 税 等 。 



























































































































































问 费 、 审 计 费 、 咨 询 费 等 。 


#за ийт 


其 他 包括 技术 转让 费 、 技 术 开 发 费 、 业 务 招待 费 、 绿 化 费 、 


广告 费 、 公 证 费 、 法 律 顾 





企业 管理 费 一 (人 工 费 十 机 械 费 ) 关 定额 费 率 





















































定额 费 率 分 仿古 建筑 工程 、 园 林 景 观 工程 、 专 业 土 石 方 工程 和 单独 绿化 工程 ， 再 结合 
工程 类 别 分 别 确定 ， 见 表 3. 11 。 
表 3.11 企业 管理 费 费 率 
费 率 (%) 
定额 编号 项 目 名 称 计算 基数 
一 类 二 类 三 类 

02-1 仿古 建筑 工程 人 工 费 十 机 械 费 22—28 18—24 15—20 
02-2 园林 景观 工程 人 工 费 十 机 械 费 20--26 16—22 13—18 
02-3 单独 绿化 工程 人 工 费 十 机 械 费 一 14—19 11—15 
02-4 专业 土石 方 工程 人 工 费 十 机 械 费 == 4—7 2—5 
Е: 专业 土石 方 工程 仅 适用 于 单独 承包 的 土石 方 工程 。 


有 关 仿 古 建筑 及 园林 绿化 工程 类 别 的 确定 在 《浙江 省 建设 工程 施工 取 费 定额 》(2010 















































版 ) 中 的 约定 见 表 3. 12. 
表 3.12 仿古 建筑 及 园林 绿化 工程 类 别 的 划分 标准 
一 类 -类 三 类 
(1) 单项 1000m 以 上 或 单 А (1) 单项 500m 以 下 或 单 
体 700m 以 上 仿古 建筑 ае НИ То. ри 单 体 | 体 300m 以 下 仿古 建筑 
„| СО 国家 级 文物 古迹 复 建 和 | ” (2) одру риа урен СС 市 县 级 古迹 复 建 和 古 建 
仿古 十 建筑 修缮 (2) 省 级 文物 古迹 复 建 和 古 建 筑 修缮 
建筑 | висини бу 15m 以 上 二 塔 (3) 高 度 15m КТ 
(4) 高 度 оп 以 上 牌楼 .| СУ НЩ от тоя (4) ВЕ 7m 以 下 牌楼 、 
牌坊 (4) 高 度 7m 以 上 牌楼 、 牌 坊 牌坊 
(1) 60 亩 以 上 综合 园林 | (1) 30 亩 以 上 综合 园林 建筑 (1) 30 亩 以 下 综合 园林 
建筑 (2) 直径 20m 以 上 或 占 地 | 建筑 
к (2) 直径 40m 以 上 或 占 地 | 314m? 以 上 的 喷泉 (2) 直径 20m 以 下 或 占 地 
[各 125702 以 上 的 喷泉 (3) 高 度 4m 以 上 城市 雕像 ”| 314nm 以 下 的 喷泉 
“| (3) 高 度 8m 以 上 城市 雕像 | со 缩影 模型 制作 安装 (3) 高 度 4m 以 下 城市 雕像 
(4) 堆砌 7m 以 上 假山 石 、| (5) 堆砌 7m 以 下 假山 石 、 塑 | (4) ЖЕ, РК, РЕ 
塑 石 、 立 峰 石 、 立 峰 和 人 小 品 
(1) 国家 级 风景 区 、 省 级 风景 | “1) 公共 建筑 环境 、 企 事业 
绿化 工程 25 йы 
单独 绿 区 绿化 工程 ，， ，，，， | 单位 与 居住 区 的 绿化 工程 
化 工程 (2) 公园 、 度 假 村 、 高 尔 夫 球 (2) 道路 绿化 工程 
场 、 广 场 、 街 心 花 园 、 屋 顶 花 (3) 片 林 、 风 景 林 等 工程 
园 、 室 内 花园 等 绿化 工程 A 
(1) 深度 бт 以 下 的 基 坑 
Е. 三 6m 以 上 的 基 坑 开 控 ле 
Ес (2) 平 基 土方 
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патентзънп 


з 利润 


利润 是 指 按 规定 应 计 和 人 园林 企业 施工 项 目 建筑 安装 工程 费用 中 的 赢利 ， 是 园林 施工 企 
业 劳 动 者 为 社会 和 集体 劳动 所 创造 的 价值 。 《浙江 省 建设 工程 施工 取 费 定额 》(2010 版 ) 关 



















































































于 园林 工程 利润 率 的 取 定 不 区 分 工程 类 别 确定 。 取 费 基数 是 人 工 费 和 机 械 费 合计 ， 见 
3.13. 
表 3.13 园林 工程 利润 的 取 费 标准 
定额 编号 项 目 名 称 计算 基数 费 率 (%) 
D3-1 仿古 建筑 工程 人 工 费 十 机 械 费 4—10 
08-2 局 林 景 观 工程 人 工 费 十 机 械 费 8 一 14 
D3-3 单独 绿化 工程 人 工 费 十 机 械 费 18 一 26 
03-4 专业 土石 方 工程 人 工 费 十 机 械 费 1-4 
利润 的 计算 公式 为 
园林 工程 利润 二 (人工 费 十 机 械 费 )X 利 润 率 
4. 税金 
《浙江 省 建设 工程 施工 取 费 定额 》 (2010 版 ) 中 有 关税 金 的 内 容 包含 了 税 费 和 水 利 建设 
基金 。 
1) 税 费 


税 费 指 国 家 税法 规定 的 应 计 入 工程 造价 内 的 营业 税 、 城 乡 维护 建设 税 和 教育 费 附加 。 

(1) 营业 税 。 营 业 税 是 指 对 从 事 建 筑 业 、 交 通 运 输 业 和 各 种 服务 业 的 单位 和 个 人 就 其 
营业 收入 征收 的 一 种 税 ; 从 实际 交 税 操作 层面 看 ， 营 业 税 应 纳税 额 的 计算 公式 为 

营业 税 一 营业 额头 适用 税率 

建筑 业 适 用 营业 税 的 税率 为 3%。 营 业 额 是 指 从 事 建筑 、 安 装 、 修 缮 、 装 饰 及 其 
他 工程 作业 收取 的 全 部 收入 ， 还 包括 建筑 、 修 缮 、 装 饰 工程 所 用 原材料 及 其 他 物资 和 
动力 的 价款 。 当 安装 设备 的 价值 作为 安装 工程 产值 时 ， 亦 包括 所 安装 设备 的 价款 。 但 
建筑 业 的 总 承包 方 将 工程 分 包 或 转 包 给 他 人 的 ， 其 营业 额 不 包括 付 给 分 包 或 转 包 人 的 
价款 。 

(2) 城乡 维护 建设 税 。 城 乡 维护 建设 税 是 国家 为 了 加 强 城乡 的 维护 建设 、 扩 大 和 稳 
定 城乡 维护 建设 资金 来 源 ， 而 对 有 经 营 收入 的 单位 和 个 人 征收 的 一 种 税 。 城 乡 维护 建设 
税 与 营业 税 同时 缴纳 ， 从 实际 交 税 操作 层面 看 ， 城 乡 维护 建设 税 应 纳税 额 的 计算 公式 为 
城乡 维护 建设 税 三 营业 税 应 纳税 人 额 X 适 用 税率 

城乡 维护 建设 税 实行 差别 比例 税率 。 城 乡 维护 建设 税 的 纳税 人 所 在 地 为 市 区 的 ， 适 用 
税率 为 7%; 所 在 地 为 县 城 、 镇 的 ， 适 用 税率 为 5%; 所 在 地 不 在 市 区 、 县 城 或 镇 的 ， 适 
用 税率 为 1%。 

(3) 教育 费 附加 。 教 育 费 附加 是 指 为 加 快 发 展 地 方 教育 事业 ， 扩 大 地 方 教育 资金 来 源 
的 一 种 地 方 税 。 从 实际 交 税 操作 层面 看 ,教育 费 附 加 应 纳税 额 的 计算 公式 为 

教育 费 附 加 三 营业税 应 纳税 额 X 适 用 税率 
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教育 费 附 加 适用 税率 一 般 为 3%， 教育 费 附 加 应 与 营业 税 同时 缴纳 。 

2) 税金 

税金 是 园林 企业 实际 交纳 的 税收 。 从 预算 或 清单 计价 的 角度 ， 税 金 的 计算 与 上 述 方法 
不 同 ， 计 算 公式 为 : 

税金 二 (直接 费 十 间接 费 十 利润 ) XX 定额 税率 二 (直接 费 十 企业 管理 费 十 规 费 十 利润 ) 

X 定 额 税率 

税金 的 定额 税率 分 市 区 、 城 (镇 )、 其 他 分 别 确定 。 市 区 为 3. 577%， 城 镇 为 3. 513%, 
其 他 为 3.384%。 其 中 税 费 的 定额 税率 , 市 区 为 3.477%， 城 镇 为 3.413%， 其 他 为 
3. 284%。 水 利 建设 资金 皆 为 0.100%。 


























3.3.2 定额 计价 法 计价 程序 

采用 定额 计价 法 确定 园林 工程 设计 概算 或 园林 工程 施工 图 预算 时 套用 定额 工料 
单价 。 

1. 程序 

采用 定额 计价 模式 编制 园林 工程 施工 图 预算 书 的 流程 如 图 3. 8 所 示 。 


收集 基础 资料 Ы 审核 施工 图 Пази LT 组 织 设计 



















查阅 园林 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 





7 
计算 各 项 费用 编制 施工 图 预 | 列 项 | 








工料 分 析 及 计算 价差 计算 直接 工程 费 套用 地 区 单位 估价 表 计算 工程 量 并 汇总 





图 3.8 园林 工程 施工 图 预算 书 的 编制 流程 


2. 建筑 安装 工程 费 计 算 方法 





直接 工程 费 二 У) 工程 量 X 定 额 单价 а) 

施工 技术 措施 费 二 >》) 工程 量 X 定 额 单价 (2) 

施工 组 织 措施 费 一 习 吉 接 工程 费 和 施工 技术 措施 费 中 的 人 工 费 、 机 械 费 合计 六 相应 费 率 
(3) 


直接 费 一 直接 工程 费 十 施工 技术 措施 费 十 施工 组 织 措施 费 
企业 管理 费 一 直接 工程 费 和 施工 技术 措施 费 中 的 人 工 费 、 机 械 费 合计 头 相应 费 率 (4) 
规 费 三 直接 工程 费 和 施工 技术 措施 费 中 的 人 工 费 、 机 械 费 合计 X 相 应 费 率 65) 
间接 费 一 企业 管理 费 十 规 费 
利润 三 直接 工程 费 和 施工 技术 措施 费 中 的 人 工 费 、 机 械 费 合计 XX 相应 费 率 (6) 





























税金 二 ((1) 十 (2) 十 (3) 十 (4) 十 (5))X 税 率 (7) 
建筑 安装 工程 费用 二 直接 费 十 间接 费 十 利润 十 税金 二 (1) 十 (2) 十 (3) 十 (4) 十 (5) 十 (6) 十 (7) 
(8) 
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агана 


3. 园林 工程 建筑 安装 工程 费 计算 示例 


【 例 3-2】 某 市 滨江 公园 园林 单独 绿化 工程 ， 公 园 占 地 面积 13500m* 。 通 过 工程 算 
量 及 定额 基价 的 套用 并 汇总 得 直接 工程 费 和 施工 技术 措施 费 合 计 约 294. 11 万 元 。 其 
中 人 工 费 、 机 械 费 合计 约 117. 64 万 元 ， 施 工 组 织 措施 费 考 虑 安全 文明 施工 费 、 提 前 
竣工 增加 费 、 行 车 行人 干扰 增加 费 和 优质 工程 增加 费 ， 试 计算 该 园林 工程 的 建筑 安装 
工程 费用 。 
解 : 建筑 安装 工程 费 的 计算 顺序 如 下 。 

(1) 确定 工程 类 别 和 相关 费 率 。 

按 表 3. 12 工程 类 别 的 划分 标准 ， 该 工程 类 别 属于 二 类 。 

按 表 3. 10 施工 组 织 措施 费 费 率 表 ， 结 合 工程 实际 ， 该 工程 施工 组 织 措 施 费 费 率 按 如 
下 计 提 。 安 全 文明 施工 费 费 率 为 4%， 提 前 竣工 增加 费 费 率 为 1.5%， 行车 行人 干扰 增加 
费 费 率 为 1. 5%， 优 质 工程 增加 费 为 1. 25%。 

按 表 3. 11 企业 管理 费 率 表 ， 结合 工程 实际 ,该 工程 企业 管理 费 率 为 18%， 利 润 率 为 
20%， 按 《浙江 省 建设 工程 施工 取 费 定额 》(2010 版 ) 中 有 关 规 费 和 税金 的 规定 ， 规 费 费 
ЖУ 10.94, 税率 为 3. 51370. 

(2) 建筑 安装 工程 费用 计算 。 

Ф 直接 工程 费 和 技术 措施 费 为 294. 11 万 元 ， 其 中 人 工 费 十 机 械 费 为 117. 64 万 元 。 

@ 施工 组 织 措施 费 为 117. 64X (4. 0-1. 5 十 1.5) % 一 8. 23( 万 元 )， 

直接 费 小 计 为 294. 11 十 8. 23 王 302..34( 万 元 ) 。 

@ 企业 管理 费 为 117. 64Ж18%=21. 1807726). 

Ф 规 费 为 117. 64Х 10. 94%=12. 87( 万 元 )， 

间接 费 小 计 为 21. 18-12. 87=34. 050576). 

© 利润 为 117. 64х204--23. 5307720). 

© 税金 为 (302. 34 十 34. 05 十 23. 53) ХЗ. 513%=12. 64( 万 元 )。 

@ 建筑 安装 工程 费用 为 302. 34 十 34. 05 十 23. 53 十 12. 64 一 372. 56( 万 元 ) 。 

(3) 造价 指标 的 确定 

造价 指标 三 建筑 安装 工程 费 二 公园 占 地 面积 
一 372. 56 二 13500 一 275. 97( 元 /m2 ) 。 


































































































3.3.3 定额 计价 法 园林 工程 设计 概算 案例 


1. 概算 编制 说 明 

1) 编制 内 容 

本 项 目 为 公园 景观 设计 ， 主 要 工程 内 容 包括 园林 绿化 、 景 观 铺 装 等 所 有 道路 相关 附属 
工程 。 

2) 编制 依据 

(1) 原 建设 部 建 标 [2007] 240 号 文 《 市 政工 程 投资 估算 指标 》。 

(2)《 公 园 景 观 设计 》 设 计 图 纸 主要 工程 量 。 

(3)《 义 义 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 ) 。 
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(4)《XX 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》(2010 版 ) 。 

(5)《 XX 省 安装 工程 预算 定额 》(2010 №). 

(6)《XX 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 )。 

(7)《 XX 省 工程 建设 其 他 费用 定额 》(2003 版 ) 。 

(8)《 XX 省 造价 信息 》2011 第 9 期 主要 建材 市 场 价格 信息 。 

(9) 类 似 工程 概 、 预 算 价格 及 相关 技术 经 济 指标 价格 。 

3) 取 费 说 明 

(1) 费用 费 率 ， 根 据 费用 定额 的 规定 划分 工程 类 别 计 取 ， 以 定额 人 工 费 加 定额 机 械 费 
为 计算 基数 ， 包 括 施工 组 织 措施 费 、 企 业 管理 费 、 利 润 、 规 费 4 项 费用 ， 本 项 目 桥梁 工程 
采用 一 类 费 率 45. 03%。 

(2) 场地 准备 及 临时 设施 费 : 按 工程 费用 的 0.75% 计 取 ， 市 政工 程 附加 系数 按 1. 2 
计 取 。 

(3) 勘测 费 按 工 程 费用 的 1.2% 计 取 。 
(4) 工程 保险 费 : 按 工程 费用 的 0.3% 计 取 。 
(5) 定额 单价 取 定 : 人 工 单价 ， 一 类 人 工 为 40 元/ 工 日 、 二 类 人 工 为 43 元 / 工 日 ， 材 
料 单价 按 《XX 六 省 建筑 安装 材料 基期 价格 》(2010 版 ) 取 定 ， 机 械 台 班 单价 根据 《XX 省 
施工 机 械 台 班 费用 定额 》(2010 版 ) 取 定 。 
4) 其 他 说 明 
(1) 建设 单位 管理 费 依据 财 建 [2002] 394 号 文 。 
(2) 建设 管理 其 他 费 依据 计 标 -[1985] 352 号 文 、 义 价 服 [2003] 77 号 文 、X 价 格 
[2002] 1980 号 文 、X 价 服 E2003] 112 号 文 、X 价 服 [2001] 262 号 文 。 

(3) 设计 费 ， 按 国家 发 展 计划 委员 会 建设 部 《工程 勘察 设计 收费 标准 》(2002 年 ) 修 订 
本 ， 计 价格 [2002] 10 号 文 ， 按 招标 文件 规定 ， 设计 费 按 收费 标准 的 0. 8 计算 。 
(4) 工程 监理 费 按 国家 发 展 改革 文 委 、 建 设 部 关于 印发 《建设 工程 监理 与 相关 服务 收 
费 管 理 规定 》 的 通知 (发 改 价 格 [2007] 670 号 )。 

(5) 预备 费用 按 工程 费用 及 其 他 基本 建设 费用 之 和 的 5% 计 列 。 

5) 工程 总 投资 
工程 投资 费用 表 见 表 3. 14。 







































































表 3.14 工程 投资 费用 表 单位 : 万 元 
工程 或 费用 名 称 费 用 & Е 
工程 费用 7470. 03 
工程 建设 其 他 费用 964. 14 
预备 费 421. 52 
工程 概算 总 投资 8852. 70 











2. 园林 工程 固定 资产 投资 费用 概算 表 
园林 工程 固定 资产 投资 费用 概算 表 见 表 3. 15。 
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表 3.15 工程 费用 概算 表 
工程 名 称 : 公园 景观 及 相关 配套 工程 





综合 单价 





































































































序号 费用 名 称 (万 元 ) 单位 | 数量 (元 ) 备注 

а= 第 一 部 分 工程 费用 7470. 03 项 1 74700256 

1 公园 铺 装 及 构筑 物 3674. 32 m | 82317 446 

2 公园 绿化 3795.71 п? 1108436 350 

= 第 二 部 分 “其 他 费用 961. 15 

1 建设 管理 费 180. 27 

| 建设 单位 管理 费 1015652 ш АЯ 
2 工程 监理 费 187. 40 

3 设计 文件 审查 费 2.24 工程 费用 X0.03% 
4 建设 用 地 费 

5 项 目前 期 研究 费 36. 81 工程 费用 X0. 284 % 
6 勘察 设计 费 414.59 

6.1 测量 费 14. 82 工程 费用 X0. 6% 
6.2 设计 费 369. 77 

7 环境 影响 评价 费 11. 88 

8 劳动 安全 卫生 评价 费 2.61 [ 程 费 用 X0.035% 
9 场地 准备 及 临时 设施 费 67. 23 工程 费用 X0.9% 
10 工程 保险 费 58. 12 工程 费用 X0.3% 
三 预备 费 421. 52 

基本 预备 费 421. 52 (一 十 二 )X5% 
四 设计 概算 总 投资 8852.70 一 十 二 十 三 





з 绿化 工程 建筑 安装 工程 费用 计算 表 


绿化 工程 建筑 安装 工程 费用 计算 表 见 表 3. 16. 


表 3.16 绿化 专业 工程 概算 费用 计算 表 
单位 及 专业 工程 名 称 : 公园 景观 及 相关 配套 工程 一 绿化 


第 1 页 共 1 页 














序号 费用 名 称 计算 方法 金额 (元 ) 
= 直接 工程 费 十 施工 技术 措施 费 人 工 、 材 料 、 机 械 按 市 场 价 计 取 31835723 
其 中 1. 定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 之 (定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 ) 9325065 
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( 续 ) 
序号 费用 名 称 计算 方法 金额 (元 ) 
га 建筑 工程 费 СВАЛЕН ТО 4998191 
= 扩大 系数 本 (定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 )X100% 
四 税金 (一 十 二 十 三 )X3. 513% 1288179 
Ж 单位 工程 概算 一 十 二 十 三 十 四 37957083 
4. 销 装 工程 建筑 安装 工程 费用 计算 表 
铺 装 工程 建筑 安装 工程 费用 计算 表 见 表 З. 17。 
表 3.17 铺 装 专业 工程 概算 费用 计算 表 
单位 及 专业 工程 名 称 : 公园 景观 及 相关 配套 工程 一 铺 装 第 1 页 共 1 页 
序号 费用 名 称 计算 方法 金额 (元 ) 
= 直接 工程 费 十 施工 技术 措施 费 人 工 、 材 料 、 机 械 按 市 场 价 计 取 32695239 
1 其 中 1. 定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 本 (定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 ) 5404116 
= 建筑 工程 费用 Э Е еа 人 工 费 十 定额 机 械 费 ) 2800953 
3 扩大 系数 (一 十 二 )X100% 
四 税金 (一 十 二 十 三 )X3. 513% 1246981 
五 单位 工程 概算 一 十 二 十 三 十 四 36743173 
5. 绿化 工程 直接 工程 费 和 施工 技术 措施 费用 计算 表 
绿化 工程 直接 工程 费 和 施工 技术 措施 费用 计算 表 见 表 З. 18. 
表 3.18 分 部 分 项 工程 费 计算 表 
单位 及 专业 工程 名 称 : 公园 景观 及 相关 配套 工程 一 绿化 第 1 页 共 8 页 
序号 | 定额 编号 名 称 及 说 明 单位 | 工程 数量 | 工料 单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
公园 主要 部 分 1.000 |24596939. 11| 24596939. 11 





МЕ % 王 12cm Н = 4.5 -5т P= 


3. 5 一 4m 


1. 000 677755. 90 677755. 90 





1 1- 58 栽植 乔木 土 球 直径 80cm 以 内 10 株 | 179. 200 355. 04 63623. 17 











ЖЕ % 一 12cm Н=4.5— 5т Р= 


= Ж 1792. 000 260. 00 465920. 00 
3. 5 一 4m 
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( 续 ) 
序号 | 定额 编号 名 称 及 说 明 单位 | 工程 数量 工料 单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
3 | 1-194 支撑 毛竹 桩 三 脚 桩 10 株 | 179. 200 431. 47 77319. 42 
4 | 1-199 草 绳 绕 树干 胸径 15cm 以 内 10т | 179.200 33. 04 5920. 77 
5 | 1-247 落叶 乔木 养护 胸径 20cm 以 内 10 株 | 179.200 362. 57 64972. 54 
МЕН #=10ча Н 6-Р 1.000 | 101725.62 | 101725.62 
2—2. 5т 
6 1-57 栽植 乔木 土 球 直径 60cm 以 内 10 株 | 57. 200 130. 95 7490. 34 
7 材料 |, ш ет H=4.5~5m Р=| | 572.000 100. 00 57200. 00 
27-2. эт 
8 | 1-194 支撑 毛竹 桩 三 脚 桩 10 株 | 57.200 431. 47 24680. 08 
9 1- 198 草 绳 绕 树 干 胸径 10cm 以 内 10m | 57.200 23. 84 1363. 65 
10 | 1- 240 常 绿 乔木 养护 胸径 10cm 以 内 10 株 | 一 57. 200 192. 16 10991. 55 
ж 一 12 ок = ра 
人 1.000 | 109290.24 | 109290. 24 
3. 5m 
11 1-57 栽植 乔木 土 球 直径 60cm 以 内 10 | ~ 32. 000 130. 95 4190. 40 
ЕЕ = =2^-5. 5m P=3~ 
12 | мю |, ща $128 Н “9-5. 5п› РАЗ & | 320.000 250. 00 80000. 00 
„опа 
13 | 1- 194 支撑 毛竹 桩 三 脚 桩 10 株 | 32.000 431.47 13807. 04 
14 | 1-198 草 缠绕 树干 胸径 10cm 以 内 10т | 32.000 23. 84 762. 88 
15 | 1-241 常 绿 乔木 养护 胸径 20cm 以 内 10 株 | 32.000 329. 06 10529. 92 
二 月 兰 1. 000 251564.48 | 251564. 48 
54 | 1-122 栽植 草皮 喷 播 100m2:| 145. 870 216. 98 31650. 87 
55 材料 二 月 兰 п? | 14587. 000 10. 00 145870. 00 
56 | 1-303 草本 花卉 养护 10m2: | 1458. 700 50. 76 74043. 61 
в я 31835723. 36 
6. 铺 装 工程 直接 工程 费 和 施工 技术 措施 费用 计算 表 
铺 装 工程 直接 费 和 施工 技术 措施 费用 计算 表 见 表 З. 19. 
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表 3.19 分 部 分 项 工程 费 计算 表 
单位 及 专业 工程 名 称 : 公园 景观 及 相关 配套 工程 一 铺 装 


第 1 页 共 7 页 











































































































序号 | 定额 编号 名 称 及 说 明 单位 | 工程 数量 | 工料 单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
园 路 、 园 桥 、 假 山 工程 1.000 |32695239. 13| 32695239. 13 
50mm 厚 200mm Х 100mm 黄色 火 
пн 1.000 | 2179854.98 | 2179854. 98 
山 凝 灰 岩 铺 装 
铺设 花岗岩 机 制 板 地 面 板 厚 3 一 , 
1 12-76% Оп? | 974. 300 1742.12 | 1697347. 52 
换 бет 黄 砂 细 砂 10т Б 
2 2-45 铺设 园 路 砂 垫 层 10т? | 48.715 1598. 90 77890. 41 
3 2-48 铺设 园 路 混凝土 垫 层 10п | 97. 430 3126. 49 304613. 92 
4 2-47 铺设 园 路 碎 石 垫 层 10ma | 97.430 977. 41 95229. 06 
5 4-61 素 土 夯实 (夯实 系数 0. 93) 10т? | 974. 300 4. 90 4774. 07 
1. 5m 宽 公 园 主 路 树 池 1. 000 859129.43 | 859129. 43 
铺设 花岗岩 机 制 板 地 面 Я А Е 
= От 5. 600 49. 03 5 а 
11 |2-76 换 板 厚 3~5cm 水 泥 砂浆 1 :8 l0m’ | 245. 60 1849. 03 454121. 77 
12 | +7-341 屋面 不 锈 钢板 泛 水 100m®| ~. 24. 560 16490. 54 405007. 66 
100mm 厚 500mmX200mm 黄色 火 
1. 000 180261.56 | 180261.56 
ШЕЕ СИИ. НР) Ди ч 
铺设 花岗岩 机 制 板 地 面 |! сеге Е А 
: -7 оп? | 56.500 775. 18 56797. 67 
13 |2- 7634 板 厚 3~5cm ЖИВИ 1:3 10т 56. 5 2775. 18 15 
14 | 2-48 铺设 园 路 混凝土 垫 层 10 | 5.650 3126. 49 17664. 67 
15 | 2-47 铺设 园 路 碎 石 垫 层 100 | 5.650 977. 41 5522. 37 
16 | 4-61 素 土 夯实 (夯实 系数 0. 93) l0m: | 56.500 4.90 276. 85 
) С 10-- 15 Ж 
100глга ЛЯ 10 — 15тт ЙК ЧТ 1.000 | 855820.26 | 855820. 26 
散人 
17 |2-49 换 | 铺设 园 路 碎 石 面 层 100? | 870. 080 890. 47 774780. 14 
200mm 厚 三 合 土 ( 石 灰 、 黄 粘土 、 
18 | 市 2-43| 碎 石 1:2:3) 100m2?| 87. 008 882. 41 76776. 73 
基层 厂 拌 厚 20cm 
0409521 | ”三 合 土 t 33. 456 20. 00 669. 12 
19 4-61 素 土 夯实 (夯实 系数 0. 93) 1007 | 870.080 4. 90 1263. 39 
в И 32695239. 13 
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习 题 
— 填空 题 
1. 在 世界 银行 工程 造价 的 构成 中 ， 应 急 费 包括 和 р 
2. 分 部 分 项 工程 费 是 的 组 成 内 容 之 一 ， 它 体现 了 建筑 安装 工程 费 中 的 
和 
3. 环境 保护 费 和 文明 施工 费 属于 费 。 
4. 无 论 是 清单 计价 费用 还 是 定额 计价 费用 ， 计 算 的 目标 都 是 指 费 。 
二 、 选 择 题 
І. 直接 工程 费 不 包括 ( 0. 
A. 人 工 费 В. 材料 费 С. 措施 费 р. 机 械 费 
2. 建筑 安装 工程 费 的 构成 分 为 ( ””) 两 种 形式 。 
А. 措施 费 和 规 费 B. 清单 计价 费用 和 定额 计价 费用 
C. 定额 计价 费用 和 措施 费 р. 直接 费 和 间接 费 
3. 以 下 其 他 项 目 费 用 中 属于 投标 人 部 分 的 是 (。”)。 
А 暂 列 金额 В. 暂 估价 
С. 专业 工程 暂 估价 D, 总 承包 服务 费 


4. 某 建设 项 目 建筑 工程 费 2000 万 元 ， 安 装 工程 费 700 万 元 ， 设 备 购置 费 1100 万 元 ， 





建设 其 他 费 450 万 元 ， 预 备 费 180 万 元 ， 建 设 期 贷款 利息 120 万 元 ， 流 动 资 金 500 万 
则 该 项 目的 建设 投资 为 ( ) 万 元 。 

А. 4250 В. 4430 С. 4550 р. 5050 

5. 根据 世界 银行 工程 造价 构成 的 规定 ， 项 目 直接 建设 成 本 中 不 包括 (  ), 

А. 临时 公共 设施 及 场地 的 维持 费 B. 土地 征购 费 

С. 设备 安装 费 D. 开工 试车 费 


6. 根据 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2003] 206 号 文 ) 的 规定 ， 大 型 机 械 设 


出 场 及 安 拆 费 中 的 辅助 设施 费用 应 计 入 (  )。 
А 直接 费 B. 间接 费 
С. 施工 机 械 使 用 费 D. 措施 费 























Н 
= 


т. 根据 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2003] 206 号 文 ) 的 规定 ， 下 列 属 了 








4 是 ( ), 
А. 环境 保护 费 B. 工程 排污 费 
с 安全 施工 费 D. 文明 施工 费 
、 思 考题 





1. 请 总 结 园林 工程 项 目的 表现 形式 及 其 对 应 的 工程 造价 构成 。 

2. 对 清单 计价 费用 和 定额 计价 费用 进行 比较 。 

3. 简 述 清单 计价 费用 中 综合 单价 的 组 成 和 具体 的 计算 方法 。 

4. 简 述 浙江 省 定额 计价 费用 的 组 成 ， 并 指出 它 与 国家 规定 计价 费用 组 成 之 间 的 区 别 
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5. 在 浙江 省 建筑 安装 工程 费 的 计算 程序 中 ,组 织 措施 费 、 综 合 费用 、 规 费 的 计 费 基 
数 是 什么 ? 

四 、 案 例 分 析 

某 园林 工程 采用 工程 量 清单 招标 。 按 工程 所 在 地 的 计价 依据 规定 ， 措 施 费 和 规 费 均 以 
分 部 分 项 工程 费 中 人 工 费 和 机 械 费 合计 为 计算 基础 ， 经 计算 该 工程 分 部 分 项 工程 费 总 计 为 
3300000 元 ， 其 中 人 工 费 和 机 械 费 合计 为 1260000 元 。 其 他 有 关 工 程 造价 方面 的 背景 材料 
如 下 。 

(1) 木 制 飞 来 椅 工 程 量 160m， 栽 植 乔木 工程 量 1200 Ж. 
园林 建筑 现 浇 钢 筋 混 凝 土 矩形 梁 模板 及 支架 工程 量 420m* ， 支 模 高 度 2. бт. Я 
筋 混凝土 有 梁 板 模板 及 支架 工程 量 800m?* ， 梁 截面 250mm X 400mm， 梁 底 支 模 高 度 
2. 6m， 板 底 支 模 高 度 3m。 

(2) 安全 文明 施工 费 率 4%， 夜间 施工 费 费 率 0.05%， 二 次 搬运 费 费 率 0.2%， 冬 雨 
季 施 工 费 费 率 0. 35%。 

按 合理 的 施工 组 织 设计 ， 该 工程 需 大 型 机 械 进出 场 及 安 拆 费 16000 元 ， 施 工 排水 费 
1400 元 ， 垂 直 运 输 费 8000 元 ， 脚 手 架 费 16000 元 。 以 上 各 项 费用 中 已 包括 含 管理 费 和 
利润 。 

(3) 招标 文件 中 载 明 ， 该 工程 暂 列 金 额 130000 元 ， 材 料 暂 估价 40000 元 ， 计 日 工 费用 
20000 元 ， 总 承包 服务 费 20000 元 。 

(4) 社会 保障 费 中 养老 保险 费 费 率 16%， 失 业 保 险 费 费 率 2%， 医 疗 保险 费 费 率 6%， 
住房 公积金 费 率 6% ， 危 险 作业 意外 伤害 保险 费 率 0. 1820, 税金 费 率 3. 143%。 

问题 ; 

依据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB.50500 一 2013) 的 规定 ， 结 合 工程 背景 资料 
及 所 在 地 计价 依据 的 规定 ， 编制 招标 控制 价 。 

1. 编制 木 制 飞 来 椅 和 栽植 乔木 的 分 部 分 项 清单 及 计价 表 ， 填 和 人 “分 部 分 项 工程 量 清 
单 与 计价 表 ”。 综 合 单价 ， 木 制 飞 来 椅 240. 18 元 /m， 栽植 乔木 149. 11 元 / 株 。 

2. 编制 工程 措施 项 目 清单 及 计价 ， 填 入 “措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 一 )” 和 “措施 项 
目 清单 与 计价 表 ( 二 )”。 补 充 的 现 浇 钢筋 混凝土 模板 及 支架 项 目 编码 : 梁 模板 及 支架 
AB001， 有 梁 板 模板 及 支架 AB002; 综合 单价 : 梁 模 板 及 支架 25. 60 元 /m ， 有 梁 板 模板 
及 支架 23. 20 б/п, 

3. 编制 工程 其 他 项 目 清单 及 计价 ， 填 人 “其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 ”。 

4. 编制 工程 规 费 和 税金 项 目 清单 及 计价 ， 填 人 “ 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 ”。 

5. 编制 工程 招标 控制 价 汇总 表 及 计价 .根据 以 上 计算 结果 ,计算 该 工程 的 招标 控制 
价 ， 填 人 “单位 工程 招标 控制 价 汇 总 表 ”。( 计 算 结 果 均 保留 两 位 小 数 。) 
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绿化 种 植 工程 计量 与 计价 


绿化 种 植 工程 是 园林 工程 中 最 重要 组 成 部 分 之 一 ， 
70%， 绿 化 部 分 造价 占 总 造价 的 比例 颇 高 。 绿 化 材料 种 类 繁多 ， 
草坪 ， 常 绿 树 、 落 叶 树 ， 水 生 植 物 、 陆 生 植物 ， 植 物 材料 的 多 样 性 造成 了 绿化 种 植 工程 计 
量 与 计价 的 复杂 性 。 如 何 区 别 乔 木 、 灌 木 与 地 被 ? 在 国家 标准 GB 500858 一 2013《 建 设 工 
程 工程 量 清单 计价 规范 》 规 定 下 ， 绿 化 种 植 工程 如 何 正 确 列 项 ? 在 《浙江 省 园林 绿化 及 仿 
古 建 筑 工程 预算 定额 》(2010 版 ) 中 绿化 种 植 工程 如 何 正 确 列 项 ? 如 何 进行 绿化 种 植 工程 
定额 子 目 的 套用 与 换算 ?如 何 进行 绿化 种 植 工程 定额 计价 与 清单 计价 ”这 些 问题 都 是 学 习 


本 章 需 要 理解 和 掌握 的 问题 。 
全) 


1. 了 解 绿化 种 植 工程 基础 知识 。 
2. 掌握 绿化 种 植 工程 工程 量 清单 和 工程 量 清单 计价 表 的 编制 。 


3. 掌握 绿化 种 植 工程 定额 工程 量 的 计算 规则 、 人 定额 套用 与 换算 以 及 预算 书 的 编制 。 


绿地 面积 通常 占 园区 总 面积 的 
涉及 乔木 、 灌 木 、 地 被 、 
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аена 熟悉 绿化 种 植 工程 预算 书 的 编制 及 内 容 工程 预算 书 











102 


第 4 前 ”绿化 种 植 工程 计量 与 计价 


ВЧ 基本 概念 


城市 绿地 : 以 植被 为 主要 存在 形态 ， 用 于 改善 城市 生态 ,保护 环境 ,为 居民 提供 游 熬 
场地 和 美化 城市 的 一 种 城市 用 地 。 

孤 植 ， 单 株 树木 栽植 的 配 植 方式 。 

对 植 : 两 株 树木 在 一 定 轴线 关系 下 相对 应 的 配 植 方式 。 

列 植 ， 沿 直线 或 曲线 以 等 距离 或 按 一 定 变化 规律 而 进行 的 植物 种 植 方 式 。 

群 植 ， 由 多 株 树木 成 从 、 成 群 的 配 植 方式 。 

地 被 植物 : 株 从 密集 、 低 矮 ， 用 于 覆盖 地 面 的 植物 。 

攀缘 植物 ， 以 菜 种 方式 攀附 于 其 他 物体 上 生长 ,主干 茎 不 能 直立 的 植物 。 


Оса 





кви 

常春 藤 ( 图 4.1)， 常 绿 吸附 芯 本 。 常 春 芯 是 一 种 颇 为 流行 的 室内 盆栽 花木 ， 在 园林 绿地 中 可 用 以 梦 
缘 假 山 、 岩 石 ， 或 作为 植物 下 层 的 地 被 材料 。 在 某 园林 绿 北 工程 项 目 清 单 中 有 一 项 清单 为 “栽植 常春 项 
50002, ЖЖ 36 株 /m: ， 养 护 一 年 "。 在 工程 结 葡 时 ”甲乙 双方 发 生 了 激烈 的 争议 。 乙 方 认为 常春 蕨 
是 臣 本 植物 ， 养 护 费用 按 茧 本 植物 进行 计价 套用 定额 1- 304( 养 护 芯 本 )， 直 接 工 程 费 为 4.9 元 / 株 ， 共 
计 500X36X4.9 二 88200( 元 )。 甲 方 则 主张 常春 葬 是 作为 苗木 下 层 的 地 被 养护 费 用 按 地 被 植物 进行 计 
价 ， 套 用 定额 1- 306 ЕАН, НЕТ 4.9 元 /may -共计 500X4.9 一 2450( 元 )。 两 者 价格 相差 
悬殊 ， 甲 乙 双 方 为 此 项 计价 争执 和 不下。 成 片 常春 芯 的 养护 应 当 如 何 正确 计价 呢 ? 









| 4. 1 绿化 种 植 工程 


园林 绿地 是 园林 必 不 可 缺 的 一 部 分 ， 它 在 园林 中 占有 很 重要 





т 


地 位 。 园 林 绿 地 分 为 公 
辕 绿 地 、 生 产 绿地 、 防 护 绿地 、 附 属 绿地 和 其 他 绿地 。 其 中 ,公园 绿地 可 分 为 综合 绿地 、 
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社区 绿地 、 专 类 绿地 、 带 状 绿地 、 街 旁 绿 地 等 ; 附属 绿地 可 分 为 居住 绿地 、 公 共 设 施 绿 
地 、 工 业 绿地 、 仓 储 绿地 、 对 外 交通 绿地 、 道 路 绿地 、 市 政 设施 绿地 、 特 殊 绿 地 。 下 面 将 
侧重 介绍 绿化 种 植 工程 的 相关 知识 。 


























4.1.1 地 形 整 理 


地 形 整理 是 指 对 地 形 进 行 适当 松 翻 、 去 除 杂 物 碎 土 、 找 平 、 整 平 、 填 压 土壤 ， 不 得 有 
低洼 积 水 。 

地 形 整理 前 应 对 施工 场地 作 全 面 的 了 解 ， 尤 其 是 地 下 管线 要 根据 实际 情况 加 以 保护 或 迁 
移 ， 并 全 部 清除 地 面 上 的 灰 酒 、 砂 石 、 砖 石 、 碎 木 、 建 筑 垃圾 、 杂 草 、 树 根 及 盐 渍 土 、 油 污 
土 等 不 适合 植物 生长 的 土壤 ， 换 上 或 加 填 种 植 土 ， 并 最 终 达到 设计 标高 (图 4. 2 一 图 4.5)。 














ЗЕ 





> 


图 4.2 适合 苗木 生长 的 种 植 土 图 4.3 不 适合 苗木 生长 的 板结 土壤 





иа 





图 4.4 不 适合 苗木 生长 的 建筑 垃圾 图 4.5 更 换 为 种 植 土 











苗木 栽植 土壤 要 求 土 质 肥沃 、 朴 松 、 透 气 、 排 水 良好 。 土 层 厚度 应 满足 以 下 条 件 : № 
根 乔 木 不 小 于 80cm， 深 根 乔木 不 小 于 120ст. 小 灌木 、 小 茧 本 植物 不 小 于 40cm， 大 灌 
木 、 大 有 节 本 植物 不 小 于 60cm。 栽 植 土 的 pH 值 应 控制 在 6.5 一 7.5， 对 喜 酸 性 的 植物 РН 
值 应 控制 在 5. 5 一 6. 5。 








4.1.2 苗木 起 挖 


1. 苗木 起 挖 时 间 
春季 起 挖 。 当 土壤 开始 解冻 但 树 液 尚未 开始 流动 时 立即 进行 ， 根 据 苗木 发 芽 的 早晚 ， 
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合理 安排 起 挖 顺序 。 落 叶 树 早 挖 ， 常 绿 树 后 挖 。 南 方 ( 喜 温暖 ) 的 树种 (如 柿 树 、 香 樟 、 乌 
柏 、 喜 树 、 枫 杨 、 重 阳 木 等 ) 应 在 芽 开始 萌动 时 起 挖 。 才 易 成 活 。 

秋季 起 挖 。 在 树木 地 上 部 分 生长 缓慢 或 停止 生长 后 ， 即 落叶 树 开 始 落叶 、 常 绿 树 生长 
高 峰 过 后 至 土壤 封冻 前 进行 。 
雨季 起 挖 。 南 方 在 梅 十 初期， 北方 在 雨季 刚 开 始 时 ， 适 宜 起 控 常 绿 树 及 萌芽 力 较 强 的 
树种 。 此 时 雨水 多 、 空 气 湿 度 大 ， 大 树 移植 后 蒸腾 量 小 ， 根 系 生长 迅速 ， 易 于 成 活 。 
非 适宜 季节 起 挖 。 因 有 特殊 需要 的 临时 任务 或 其 他 工程 的 影响 ， 不 能 在 适宜 季节 起 挖 
时 ， 可 按照 不 同类 别 树种 采取 不 同 措施 。 随 着 科学 技术 的 发 展 ， 大 容器 育苗 和 移植 机 械 的 
推出 使 终年 移植 已 成 可 能 。 

2. 起 苗 方法 

起 苗 的 方法 有 两 种 : 裸 根 起 苗 法 和 带 土 球 起 苗 法 。 裸 根 起 苗 法 适用 于 大 部 分 落叶 树 在 
休眠 期 的 起 挖 ， 树 木 起 出 后 要 注意 保持 根部 湿润 ， 避 免 因 日 晒 风 吹 而 失 水 干枯 ， 并 做 到 及 
时 装运 、 及 时 种 植 ， 根 系 应 打 浆 保护 。 带 土 球 起 苗 法 适用 于 常 绿 树种 、 珍 贵 落叶 树种 和 花 
灌木 的 起 挖 。 带 土 球 起 据 不 得 掘 破土 球 ， 原 则 上 土 球 破损 的 树木 不 得 出 团 。 包 扎 土 球 的 强 
索要 粗细 适宜 、 质 地 结实 ， 以 草 麻 强 为 宜 。 土 球 包扎 形式 应 根据 树种 的 规格 、 土 壤 的 质 
地 、 运 输 的 距离 等 因素 来 选 定 ， 应 保证 包扎 牢固 , 严防 士 球 破碎 。 土 球 的 包扎 可 分 为 橘子 
包 、 井 字 包 和 五 角 包 等 3 种 形式 (图 4. 6 一 图 4.9) 。 
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图 4.6 土 球 规格 图 4.7 确定 苗木 土 球 高 度 














图 4.8 土 球 包 扎 图 4.9 断根 起 苗 
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4.1.3 苗木 装卸 与 运输 


树木 挖 好 后 应 “ 随 挖 、 随 运 、 随 栽 ”， 即 尽量 在 最 短 的 时 间 内 将 其 运 至 目的 地 栽植 。 
树木 装运 过 程 中 ， 应 做 到 轻 抬 、 轻 装 、 轻 印 、 轻 放 、 不 拖 、 不 拉 ,， 使 树木 土 球 不 破损 碎 
裂 ， 根 盘 不 氛 伤 、 撕 裂 ， 不 伤 枝 干 。 对 有 些 树 冠 展 开 较 大 的 树木 应 用 绳索 绑扎 树冠 ， 其 根 
部 必须 放置 在 车 头 部 位 ， 树 冠 倒 向 车 尾 ， 秋 放 整 齐 ， 过 重 苗 木 不 宜 重 蓓 ， 树 身 与 车 板 接触 












: 带 土 球 的 大 树 时 ， 要 用 人 竹 片 或 木 条 对 大 树 的 树 皮 进 行 保护 ， 防 止 皮层 受 损伤 ， 影 
。 树 木 运 输 最 好 选择 在 夜间 ， 同 时 做 好 防晒 、 防 风 、 保 湿 、 防 雨 等 工作 。 树 木 运 
输 前 要 用 答 布 等 对 大 树 进行 保护 ， 防 止 苗木 在 长 途 运 输 过 程 中 失 水 而 影响 成 活 率 。 苗 木 起 
吊 、 运 输 过 程 如 图 4. 10 一 图 4. 13 所 示 。 








и Е Зе 
图 4.10 苗木 起 吊 1 






图 4.12 苗木 运输 1 图 4.13 苗木 运输 2 


4.1.4 苗木 栽植 


苗木 起 据 后 ， 如 遇 气温 又 升 又 降 、 大 风 大 雨 等 特殊 天 气 不 能 及 时 种 植 时 ， 应 采取 临时 
保护 措施 ， 如 覆盖 、 假 植 等 。 树 穴 的 规格 大 小 、 深 浅 ， 应 按 植株 的 根 盘 或 土 球 直径 适当 放 
大 ,使 根 盘 能 充分 舒展 。 高 燥 地 树 穴 稍 深 ,低洼 地 树 穴 稍 浅 。 树 穴 的 直径 一 般 比 树木 的 土 
球 或 根 盘 直径 大 20 一 40cm; 树 穴 的 深度 一 般 是 树木 穴 径 的 2/3。 如 果 穴 底 需 要 施 堆肥 或 设 
置 滤 水 层 ， 应 按 设 计 要 求 加 深 树 穴 的 深度 。 
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挖掘 树 穴 时 ， 遇 夹层 、 块 石 、 建 筑 垃圾 及 其 他 有 害 物 必须 清除 ， 并 换 上 种 植 
应 挖 成 直 简 形 ， 严 防 锅 底 形 。 表 土 应 单独 堆放 ， 覆土 时 将 表土 先 放 入 树 穴 。 

栽植 时 应 选择 丰满 完整 的 植株 ， 并 注意 树干 的 垂直 及 主要 观赏 面 的 摆 放 方向 。 植 株 放 
入 穴内 待 土 填 至 土 球 深度 的 2/3 时 ， 浇 足 第 一 次 水 ， 经 渗透 后 继续 填 土 至 地 表 持平 时 ， 再 
浇 第 二 次 水 ， 以 不 再 向 下 渗透 为 宜 。3 日 内 再 复 水 一 次 ， 复 水 后 若 发 现 泥土 下 沉 ， 应 在 根 
部 补充 种 植 土 。 树 木 栽 植 后 ， 应 沿 树 穴 的 外 缘 覆 土 保 丧 ， 高 度 约 为 10 一 20cm， 以 便 灌 溉 ， 
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树 穴 



























































防止 水 土 流失 。 苗 木 栽植 过 程 如 图 4. 14 一 图 4. 17 所 示 。 









图 4.14 种 植 穴 





图 4.16 种 植 穴 底 换 填 部 分 肥 土 图 4.17 树木 置 入 种 植 穴 


4.1.5 苗木 支撑 与 绕 干 


胸径 在 5cm 以 上 的 树木 定植 后 应 立 支架 固定 ， 特 别 是 在 栽植 季节 有 大 风 的 地 区 ， 以 防 
和 冠 动 根 扬 影 响 根 系 恢复 生长 ， 但 要 注意 支架 不 能 打 在 土 球 或 骨干 根 上 。 可 以 用 毛竹 、 木 
棍 、 钢 管 或 混凝土 作为 支撑 材料 ， 常 用 的 支撑 形式 有 铁丝 吊 桩 、 短 单 柱 、 长 单 柱 、 扁 担 
桩 、 三 脚 柱 、 四 脚 柱 等 ， 如 图 4. 18 所 示 。 支 撑 桩 的 埋设 深度 ， 可 按 树种 规格 和 土质 确定 ， 
支撑 高 度 一 般 是 在 植株 高 度 的 1/2 以 上 。 
草 绳 绕 树 干 是 指 树木 栽植 后 ， 为 防止 新 种 树木 因 树 皮 缺 水 而 干 死 ， 用 草 绳 将 树干 缠绕 
起 来 ， 以 减少 水 分 从 树 皮 蒸发 ， 同 时 也 能 将 水 喷洒 在 草 绳 上 以 保持 树 皮 的 湿润 ， 提 高 树木 
成 活 率 的 一 种 保护 措施 。 树 木 干 径 在 5cm 以 上 的 乔木 和 珍贵 树木 栽植 后 ， 在 主干 与 接近 主 
干 的 主 枝 部 分 ， 应 用 草 绳 等 绕 树干 ， 以 保护 主干 和 接近 主干 的 主 枝 不 易 受 伤 和 抑制 水 分 蒸 
发 ， 如 图 4. 19 所 示 。 
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(а) ФЕБ (b) 单 桩 立 支 (с) 扁担 桂 支 








图 4.18 树木 支撑 形式 





图 4.19 ват 


4.1.6 苗木 修剪 


苗木 栽植 后 为 确保 植株 成 活 ， 必 须 修剪 。 修 剪 要 结合 树冠 形状 ， 将 枯 枝 及 损伤 枝 剪 
除 ， 剪 口 必须 平整 ， 稍 倾斜 ， 必 要 时 需要 对 剪 口 采取 封口 措施 以 减少 植株 水 分 蒸发 。 植 株 
初 剪 后 ， 必 须 摘除 部 分 中 片 。 


4.1.7 苗木 养护 


1. 灌溉 与 排水 
树木 栽植 后 应 根据 不 同 的 树种 和 立地 条 件 及 水 文 、 气 候 情 况 ， 进 行 适时 适量 的 灌溉 ， 
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以 保持 土壤 中 的 有 效 水 分 。 生 长 在 立地 条 件 较 差 或 对 水 分 和 空气 湿度 要 求 较 高 的 树种 ， 还 
应 适当 进行 叶 面 喷 水 、 喷 雾 。 夏 季 浇 水 以 早晚 为 家 ,冬季 浇 水 以 中 午 为 宜 。 如 果 发 现 雨 后 
积 水 应 立即 排除 。 


2 中耕 除 草 、 施 肥 


新 栽 树木 长 势 较 弱 ， 应 及 时 清除 影响 其 生长 的 杂 草 ， 并 及 时 对 因 浇 水 而 板结 的 土壤 进 
行 松 土 。 除 草 可 结合 中 耕 进 行 ， 中 耕 深 度 以 不 影响 根系 为 宜 。 同 时 应 按 树木 的 生长 情况 和 
观赏 要 求 适 当 施肥 。 

3. 整形 修剪 


新 栽 树木 可 在 原 树 形 或 造型 基础 上 进行 适度 修剪 。 通 过 修剪 ， 调 整 树 形 。 促 进 树木 生 
长 。 新 栽 观 花 或 观 果树 木 ， 应 适当 玻 蕾 摘 果 。 主 梢 明显 的 乔木 类 ， 应 保护 顶 芽 。 孤 植树 应 
保留 下 枝 ， 保 持 树冠 丰满 。 花 灌木 的 修剪 ， 应 有 利于 促进 短 枝 和 花芽 形成 ， 促 其 枝叶 繁 

茂 、 分 布 匀 称 。 修 剪 应 遵循 “ 先 上 后 下 、 先 内 后 外 、 去 弱 留 强 、 去 老 留 新 ”的 原则 。 茧 本 
攀缘 类 木 本 植物 为 促进 其 分 枝 ， 宜 适度 修剪 。 并 设 攀 缘 设 施 。 新 栽 绿 往 需 按 设计 要 求 适当 
修剪 整形 ， 促 其 枝叶 茂盛 。 


| 4.2 绿化 种 植 工程 计量 



































4.2.1 绿化 种 植 工程 工程 量 清单 的 编制 


绿化 工程 项 目 按 《 园 林 绿 化 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50858 一 2013) 附 录 A 列 项 ， 
包括 绿地 整理 、 栽 植 花木 、 绿 地 喷灌 3 个 小 节 共 30 个 清单 项 目 。 
. 绿化 种 植 工程 清单 工程 量 计算 规则 
) 绿地 整理 工程 清单 工程 量 计 算 规 则 
绿地 整理 包括 伐 树 ， 挖 树 根 ( 苑 ) ， 砍 挖 灌木 丛 及 根 ， 砍 挖 人 竹 及 根 ， 砍 控 芦 苇 及 根 ， 清 
除草 皮 ， 清 除 地 被 植物 ， 屋 面 清 理 , 种 植 土 回 ( 换 ) 填 .整理 绿化 用 地 ， 绿 地 起 坡 造 型 ， 屋 
顶 花 园 基底 处 理 等 12 个 项 目 , 项目 编码 为 050101001 一 050101012。 
(1) 伐 树 、 挖 树 根 。 伐 树 包括 砍 、 伐 、 挖 、 清 除 、 整 理 、 堆 放 。 挖 树 根 是 将 树 根 氢 
除 。 清 理 树 墩 除 用 人 工 挖掘 外 ， 直 径 在 50cm 以 上 的 大 树 墩 可 用 推土机 或 用 爆破 方法 清除 。 
建筑 物 、 构 筑 物 基础 下 土方 中 不 得 混 有 树 根 、 树 枝 、 草 及 落叶 等 。 凡 土方 开 挖 深度 不 大 于 
50cm 或 填 方 高 度 较 小 的 土方 施工 ， 对 于 现场 及 排水 沟 中 的 树木 移 除 应 按 当 地 有 关 部 门 的 
规定 办 理 审 批 手续 ， 若 遇 到 名 木 古 树 必 须 注意 保护 ， 并 做 好 移植 工作 。 
(2) 砍 挖 竹 及 根 。 从 生 人 竹 靠 地 下 茎 竹 综 上 的 算 芽 出 土 成 竹 ， 无 延伸 的 竹 鞭 ， 人 竹 笔 紧密 
相依 ， 在 地 面 形成 密集 的 竹 从 (图 4. 20 一 图 4. 23). 
散 生 竹 在 土 中 有 横向 生长 的 竹 著 ， 竹 鞭 顶 芽 通 常 不 出 土 ， 由 鞭 上 侧 芽 成 人 竹 ,竹竿 在 地 
而 上 散 生 (图 4.24 和 图 4. 25)。 
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挖掘 从 4 
的 植株 相连 ， 新 竹 互 4 
F 老 竹 外 侧 ， 但 有 时 因 风 向 
先 在 选 定 的 下 


1 一 2 年 


则 倾向 


便 挖掘 。 
竿 基 与 





自 倒 为 














В 4.23 Л^4И—_ #07 





В 4.24 散 生 竹 地 下 茎 图 4.25 Ж 
ЕТЕТ: ЛАМЕРА, 其 血 芽 生长 在 每 竹竿 两 侧 。 笔 基 与 较 其 老 
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В) 
































E 枝 伸展 方向 与 其 相连 老 竹 枝条 伸展 方向 正好 垂直 ， 而 新 竹 梢 部 








关系 不 易 辨 别 。 故 宜 在 竹 从 周围 选取 从 生 茎 竹 类 母 竹 ， 以 














竹 外 围 距离 17 一 20cm 处 开 挖 ， 并 按 前 述 新 老 竹 相 连 的 规律 ， 找 出 其 
和 从 相连 处 ， 用 利 刀 或 利 钠 靠 竹 从 方向 砍 断 ， 以 保护 母 竹 午 基 两 侧 的 笋 牙 ， 要 挖 至 
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挖掘 散 生 竹 母 竹 :常用 的 工具 是 锋利 山 钢 ， 挖 掘 时 要 先 在 要 挖掘 的 母 竹 周围 轻 挖 、 浅 
挖 ， 找 出 鞭 茎 。 宜 先 按 竹 株 最 下 一 盘 枝 丫 生长 方向 找 ， 找 到 后 ,分 清 来 凌 和 去 凌 ， 留 来 鞭 
长 33cm， 去 其 长 45 一 60cm， 面 对 母 竹 方向 用 山 钢 将 鞭 苓 截断。 这样 可 使 截面 光滑 ， 蒜 葵 
不 致 辟 裂 。 鞭 上 必须 带 有 3 一 5 个 健壮 鞭 芽 。 截 断后 再 逐渐 将 凌 两 侧 土 挖 松 ， МН 
起 据 出 。 挖 出 母 竹 应 留 枝 了 5—7 盘 ， 斩 去 顶 梢 。 

(3) 砍 控 芦 苇 及 根 。 芦 革 根 细 长 、 坚 韧 ， 控 掘 工具 要 锋利 ,芦苇 根 必须 清除 干净 。 

(4) 清除 草皮 、 清 除 地 被 植物 。 杂 草 与 地 被 植物 的 清除 是 为 了 便于 土地 的 耕 翻 与 平整 。 
杂 草 、 地 被 植物 的 清除 主要 是 为 了 消灭 多 年 生 的 杂 草 ， 为 避免 草坪 建成 后 杂 草 与 草坪 争 水 
分 、 养 料 ， 所 以 在 种 草 前 应 彻底 清除 。 此 外 .还 应 把 瓦 块 、 石 砾 等 杂 物 全 部 清 出 场地 外 。 

(5) 整理 绿化 用 地 。 在 进行 绿化 施工 之 前 ， 绿 化 用 地 上 所 有 建筑 垃圾 和 其 他 杂 物 ， 都 
要 清除 干净 。 若 土质 已 遭 碱 化 或 其 他 污染 ， 要 清除 恶化 土 ， 置 换 肥沃 客 土 。 

整理 绿化 用 地 项 目 包含 300mm 以 内 回填 土 ， 厚 度 300mm 以 上 回填 土 ， 应 按 房屋 建筑 
与 装饰 工程 计量 规范 相应 项 目 编码 列 项 ， 如 图 4. 26 所 示 。 




































































图 4. 26 绿地 整理 示意 


(6) 绿地 起 坡 造型 。 绿 地 起 坡 造型 ， 适 用 于 松 填 、 抛 填 。 

(7) 屋顶 花园 基底 处 理 。 抹 找平 层 。 抹 水 泥 砂浆 找平 层 应 分 为 酒水 湿润 ， 贴 点 标高 、 
冲 筋 ， 铺 水 泥 砂浆 及 养护 和 个 步 又， 具体 操作 如 下 。@ 洒 水 湿润 : 抹 找平 层 水 泥 砂浆 前 ， 
应 适当 酒水 湿润 基层 表面 ， 主 要 是 利于 基层 与 找平 层 的 结合 ， 但 不 可 酒水 过 量 ， 以 免 影 响 
找平 层 表面 的 干燥 ,防水 层 施工 后 窜 住 水 汽 ， 使 防水 层 产生 空 鼓 。 所 以 酒水 以 达到 基层 和 
找平 层 能 牢固 结合 为 度 。@ 贴 点 标高 、 冲 筋 : 根据 坡度 要 求 ， 拉 线 放 坡 ， 一般 按 1 一 2m 
贴 点 标高 ( 贴 灰 饼 )， 铺 抹 找 平 砂浆 时 ， 先 按 流 水 方向 以 距 1 一 2m 冲 筋 ， 并 设置 找平 层 分 
格 缝 ， 宽 度 一 般 为 20mm， 并 且 将 缝 与 保温 层 连通 ,分 格 缝 最 大 间距 为 бт, ФК 
奖 。 按 分 格 块 装 灰 、 铺 平 ， 用 乔 打 靠 冲 筋 条 刊 平 ， 找 坡 后 用 木 抹 子 搓 平 ， 铁 抹 子 压 光 。 待 
浮 水 沉 失 后 ， 人 踏 上 去 有 脚印 但 不 下 陷 为 度 ， 再 用 铁 抹 子 压 第 二 遍 即 可 完工 。 找 平 层 水 泥 
砂浆 一 般配 合 比 为 1 : 3， 拌 和 物 稠度 控制 在 7сш„ @з 7": 找平 层 抹 平 、 奈 实 以 后 24h 可 
浇 水 养护 ， 一 般 养护 期 为 7d， 经 干燥 后 铺设 防水 层 。 

防水 层 铺设 : 种 植 屋面 应 先 做 防水 层 ， 防 水 层 材料 应 选用 耐 腐蚀 、 耐 碱 、 耐 老人 举 和 耐 
穿刺 性 好 的 材料 ， 为 提高 防水 设防 的 可 靠 性 ， 宣 采用 涂料 和 高 分 子 卷 材 复合 ， 高 分 子 卷 材 
强度 高 、 耐 穿刺 好 ,涂料 是 无 接 颖 的 防水 层 ， 可 以 弥补 卷 材 接 缝 可 靠 性 差 的 缺陷 。 

填 轻 质 土壤 。 人 工 轻 质 土壤 是 使 用 不 含 天 然 土壤 、 以 保湿 性 强 的 珍珠 岩 轻 质 混凝土 为 
主要 成 分 的 土壤 ， 其 在 潮湿 状态 下 寄 入 容重 为 0.6 一 0. 8N/cm 。 人 工 轻 质 土壤 泥 党 程度 
小 ， 可 在 雨天 施工 ， 施 工 条件 非常 好 。 使 用 轻 质 土壤 ， 因 其 干燥 时 易 飞 散 ， 应 边 酒水 边 施 
-。 如 施工 中 遇 强 风 ， 则 应 中 止 作业 。 
屋顶 花园 构造 如 图 4. 27 所 示 。 








































































































111 


патентзънп 









植物 层 
基质 层 


МВА 








图 4.27， 层 顶 花 园 构造 


2) 栽植 花木 工程 清单 工程 量 计算 规则 

ЕЖА ВАК, ВИЖ, ЖИВАЯ, СНЕЖ, ИНАЯ, ВЕНА 
и. вел. ние, док. ЗСА АЗАН, ЗЕНА, НН 
坪 ， 喷 播 植 草 ， 植 草 砖 内 植 草 ( 籽 )， 栽 种 木 箱 等 15 个 项 目 ， 项 目 编码 为 050102001 ~ 


050102015. 


а) 栽植 乔木 。 乔木 是 指 树 身高 大 、 具 有 明显 主干 的 树木 ， 由 根部 发 独立 的 主干 ， 树 
干 和 树冠 有 明显 区 分 。 例 如 ， 香 樟 、 银 奋 、 雪 松 、 杜 英 、 广 玉兰 、 白 玉兰 、 重 阳 木 、 悬 铃 
木 、 栾 树 、 无 患 子 、 合 欢 、 红 枫 、 鸡 扑 械 、 马 神木 、 龙 柏 、 柳 杉 、 池 杉 、 马 尾 松 等 。 

乔木 按 其 树 体高 大 程度 可 分 伟 乔 (特大 乔木 树 高 超过 30m) 、 大 乔 ( 树 高 20 一 30m) В 


乔 ( 树 高 10 一 20m) 、 小 乔 ( 树 高 6 一 10m)。 乔 木 又 分 为 常 绿 乔木 和 


落叶 乔木 两 大 类 。 常 绿 


乔木 有 香 樟 、 雪 松 、 杜 英 、 广 玉兰 、 柳 杉 、 马 尾 松 等 ， 落 叶 乔 木 有 银杏 、 白 玉兰 、 重 阳 
木 、 悬 铃木 、 栾 树 、 无 患 子 、 合 欢 、 红 枫 、 鸡 爪 械 、 池 杉 等 ， 如 图 4. 28 所 示 。 


城市 道路 主干 道 、 广 场 、 公 园 等 绿地 利 
层次 分 明 、 冠 形 匀 称 ， 根系 完整 ， 植 株 无 病害 。 次 1 
乔木 ， 要 求 树干 


























植 的 乔木 要 求 树 干 主干 挺 直 ， 树 冠 枝 叶 茂 密 、 
F 道 及 上 述 绿地 以 外 的 
E 干 不 应 有 明显 弯曲 ， 树 冠 冠 形 匀 称 、 无 明显 损伤 ， 根 系 完整 ， 植 株 无 明 


其 他 绿地 种 植 的 


显 病害 。 林 地 种 植 的 乔木 要 求 树干 主干 弯曲 不 超过 一 次 ， 树冠 无 严重 损伤 ， 根 系 完整 ， 植 





株 无 明显 病害 。 








(2) 栽植 竹 类 。 竹 类 植物 是 指 禾 本 科 竹 亚 科 植 物 ， 如 毛竹 、 刚 竹 、 


竹 、 方 人 竹 等 。 


竹 类 植物 要 求 : 散 生 竹 宜 选 2 一 3 年 生母 竹 ， 主 二 
左右 ; 丛生 人 竹 来 鞭 20cm 左右 ， 去 鞭 30cm 左右 ， 同 时 
生 点 ) 及 凌 芽 无 损伤 。 
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Реж, ЖИ 35cm 左右 ， 去 鞭 70cm 
要求 植株 根 带 (竹竿 与 竹 凌 之 间 的 着 
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(4 无 患 子 
图 4.28 яж 
(3) 栽植 棕榈 类 。 棕 榈 树 属 常 绿 乔 木 ， 树 干 圆 形 ， 常 残存 有 老 叶 柄 及 其 下 部 的 叶 风 
叶 繁 竖 干 项 ， 形 如 扇 ， 掌 状 裂 深 达 中 下 部 。 棕 榈 树 栽 于 庭院 、 路 边 及 花坛 之 中 ， 树 势 挺 
М, ТОЖ, за ра. ИГ 4. 29 所 示 。 





4 


са 


(с) тн 


(а) И Е Б 





В 4.29 棕榈 


(4) 栽植 灌木 。 灌 木 是 指 没 有 明显 的 主干 、 呈 丛生 状态 的 树木 ， 分 常 绿 灌 木 和 落叶 灌 
木 两 大 类 。 常 绿 灌木 有 海 桐 、 夹 竹 桃 、 茶 梅 、 含 笑 、 怨 甲 冬青 、 八 角 金 盘 、 桃 叶 珊 瑚 、 十 
大 功劳 等 。 落 叶 灌木 有 腊梅 、 绣 线 菊 、 紫 荆 、 寿 星 桃 、 月 季 、 倭 海棠 、 木 樟 、 榆 叶 梅 、 丁 
香 等 。 常 见 灌木 如 图 4. 30 所 示 。 

自然 式 种 植 的 灌木 要 求 姿 态 自然 、 优 美 、 丛 生 灌木 分 枝 不 少 于 5 根 ， 且 生长 均匀 无 明 
显 病害 。 整 形式 种 植 的 灌木 要 求 冠 形 呈 规则 式 ， 根 系 完整 ， 土 球 符合 要 求 ， 无 明显 病害 。 
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(а) ЖЖ (b) J (с) 夹 竹 桃 
图 4.30 灌木 


(5) 栽植 绿 篇 。 绿 往 又 称 植 篇 或 树 往 ,是 指 密 集 种 植 的 园林 植物 经 过 修剪 整 
的 篇 垣 ， 用 来 分 隔 空间 和 作为 屏障 及 美化 环境 等 (图 4. 31) 。 选 择 绿 篇 的 树种 要 耐 整体 
修剪 ， 萌 发 性 强 ， 分 枝 从 生 ， 枝 时 茂密 ; 能 耐 苗 ; 抗 外 界 机 械 损伤 性 强 ; 能耐 密植 ， 生 长 
力 强 。 作 为 绿 篇 的 树种 ， 在 形态 上 常 以 枝 细 、 叶 小 、 常 绿 为 佳 。 在 习性 上 还 要 具有 “一 慢 
三 强 ” 的 特性 ， 即 枝叶 密集 ， 生 长 缓慢 ， 下 村 不 易 枯 萎 ; 基部 萌芽 力 或 再 生 力 强 ; 适应 或 
抵抗 不 良 环境 的 能 力 强 ,生命 力 强 。 


形 而 形 成 












图 4.31 绿 篇 


(6) 栽植 梦 缘 植物 。 梦 缘 植物 ， 也 称 芯 本 植物 ， 是 指 植物 茎 叶 有 钧 刺 附 生物 ， 可 以 梦 
缘 峭 壁 或 缠绕 附近 植物 生长 的 藤 科 植物 。 这 个 特性 使 园林 绿化 能 够 从 平面 向 立体 空间 延 
伸 ， 丰 富 了 城市 绿化 方式 。 攀 缘 植 物 具 有 很 高 的 生态 学 价值 及 观赏 价值 ， 可 用 于 降温 、 减 
品 ， 观 叶 、 观 花 、 观 果 等 。 而 且 梦 缘 植物 没有 固定 的 株 形 ， 具 有 很 强 的 空间 可 塑性 ， 可 以 
营造 不 同 的 景观 效果 ， 被 广泛 用 于 建筑 、 墙 面 、 棚 架 、 绿 廊 、 凉 亭 、 往 垣 、 阳 台 、 屋 项 等 
处 ， 如 图 4. 32 所 示 。 


Bi 











й 
(b) + с) 用 于 凉亭 
4.32 攀缘 植物 


(a) 用 于 墙角 


114 


第 4 前 “绿化 种 植 工程 计量 与 计价 





攀缘 植物 种 类 繁多 、 千 姿 百 态 。 根 据 葵 质 地 的 不 同 ， 又 可 分 为 木质 藤本 (如 葡萄 、 
жи, миро 与 草 质 茧 本 (如 牵 牛 花 等 ) 。 根 据 其 攀 爬 的 方式 ， 可 以 分 为 缠绕 芯 本 (如 牵 
牛 )， 吸 附 苹 本 (如 常春 藤 )， 卷 须 芯 本 (如 葡萄 ) 和 攀缘 芯 本 (如 有 苹 棕 )。 还 有 一 种 特殊 的 
茧 本 蕨 类 植物 ， 并 不 依靠 葵 攀 疏 ， 而 是 依靠 不 断 生长 的 叶子 ,逐渐 履 盖 攀 疏 到 依附 物 
上 。 芯 本 植物 要 求 具有 攀缘 性 ， 根 系 发 达 ， 枝叶 茂密 ,无 明显 病害 ， 苗 龄 一 般 以 2 一 3 
年 生 为 宜 。 

(7) 栽植 色 带 。 色 带 是 一 定 地 带 同 种 或 不 同 种 花卉 及 观 叶 植物 配合 起 来 所 形成 的 具有 
一 定 面积 的 有 观赏 价值 的 风景 带 。 栽 植 色 带 最 需要 注意 的 是 将 所 栽植 苗木 栽 成 带 状 ， 并 且 
配置 有 序 ， 使 之 具有 一 定 的 观赏 价值 。 
(8) 栽植 花卉 。 花 卉 包括 狭义 和 广义 两 种 。 狭 义 的 花卉 是 指 具 有 观赏 价值 的 草本 植 
物 ， 如 凤 仙 、 菊 花 、 一 串 红 等 。 广 义 的 花卉 除 具 有 观赏 价值 的 草本 植物 外 ， 还 包括 草本 或 
木 本 的 地 被 植物 、 花 灌木 、 开 花 乔木 及 盆景 等 ， 如 月 季 、 桃 花 、 茶 花 、 梅 花 等 。《 建 设 工 
程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 与 《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定 
额 》(2010 版 ) 中 的 花卉 通常 是 指 狭 义 概念 的 花卉 。 
(9) 栽植 水 生 植物 。 水 生 植物 是 指 生长 在 湿地 或 水 里 的 植物 ， 如 千 屈 菜 、 梭 鱼 草 、 意 
尾 、 荷 花 、 睡 莲 、 莒 浦 、 水 葱 、 水 芹菜 、 浮 萍 、 水 葫芦 等 (图 4. 33). 
































Зь... 
(а) ЕЕ (овца 


图 4.33 水 生 植物 


(с) 78 


(10) 垂直 堵 体 绿化 种 植 。 垂 直 墙 体 绿 化 又 称 立体 绿化 。 由 于 城市 土地 有 限 ， 为 此 要 
充分 利用 空间 ,在 墙壁 、 阳 台 、 窗 台 、 屋 项 、 棚 架 等 处 ， 栽 植 各 种 植物 。 绿 化 墙 体 一 般 外 
表面 覆盖 疏 墙 植物 和 攀缘 植物 ， 常 见 的 适合 垂直 绿化 的 荐 本 植物 有 爬山 虎 、 常 春 芯 、 凌 
雷 、 金 银 花 、 扶 芳 苹 等 ， 其 中 和 候 山 虎 是 最 为 广泛 的 墙 体 绿化 材料 。 

(11) 花 开 立体 布置 。 花 卉 立体 布置 中 所 指 的 “花卉 ”并 不 是 专 指 观 花 植 物 ， 而 是 指 
花卉 的 广义 概念 中 所 包括 的 观 伦 、 观 果 、 观 形 的 植物 ， 可 以 是 草本 ， 也 可 以 是 乔 灌木 。 花 
卉 立体 布置 是 相对 于 一 般 平 面 花卉 布置 而 言 的 一 种 园林 装饰 手法 。 即 通过 适当 的 载体 ， 结 
合同 林 色 彩 美 学 及 装饰 绿化 原理 ， 经 过 合理 的 植物 配置 ， 将 植物 的 装饰 功能 从 平面 延伸 到 
空间 ， 形 成 立体 或 三 维 的 装饰 效果 。 

(12) 铺 种 草皮 。 草 坪 是 指 经 过 人 工 选 育 的 多 年 生 矮 生 密集 型 草本 植被 ， 经 过 修剪 养 
护 ， 形 成 整齐 均匀 状 如 地 毯 ， 起 到 绿化 保洁 和 美化 环境 的 草本 植物 。 草 坪 按 种 植 类 型 分 可 
分 为 单纯 型 草坪 与 混合 型 草坪 ; 按 对 温度 的 生态 适应 性 分 可 分 为 冷 季 型 草坪 与 暖 季 型 草 
坪 。 冷 季 型 草坪 草 有 早熟 不 、 黑 麦草 、 高 羊 茅 、 剪 股 括 等 。 暧 季 型 草坪 有 狗 牙 根 、 画 眉 
草 、 地 牧草 、 结 缕 草 、 假 俭 草 等 。 

(13) 喷 播 植 草 。 喷 播 植 草 的 喷 播 技术 是 结合 喷 播 和 免 灌 两 种 技术 而 成 的 新 型 绿化 方 
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патентзънп 


(14) 植 草 砖 

















内 植 草 ( 籽 )。 植 草 砖 既 可 以 形成 一 定 覆 盖 率 的 草地 ， 又 可 








两 不 误 ， 为 此 近年 来 被 大 量 使 用 ， 特 别 是 











j， 绿 化 与 使 











ШЕЕ 
































济 实 


3) ЗЕЕ 
Е 


用 方式 。 


， 将 绿化 用 草 籽 与 保水 剂 、 胶 粘 剂 、 绿 色 纤 维 覆 盖 物 及 肥料 等 ， 在 搅拌 容器 中 与 水 混合 
蒋 状 的 混合 浆液 ， 用 压力 泵 将 其 喷 播 于 待 播 土地 上 。 





用 于 室外 停车 场 

















Е “68” р 
地面 铺 装 。 大 











E 要 为 孔 穴 式 植 草 砖 ， 在 砖 洞 内 填 种 植 土 , 酒 上 草 籽 或 直接 铺 草 。 








程 清单 工程 量 计算 规则 














050103002, 
2. 绿化 种 植 工程 清单 工程 量 计算 


[014-11 


也 喷灌 设 有 喷灌 管线 安装 、 


某 公园 内 有 一 绿地 如 图 4. 34 所 示 ， 经 过 一 


喷灌 配件 安装 等 两 个 项 目 ， 


场 大 雪 ， 


(15) 栽种 木 箱 。 木 箱 是 用 木材 或 木质 混合 材料 制 成 的 直方 体 容 器 ， 具 有 外 观 漂亮 
的 优点 。 木 箱 栽种 是 反 季 节 种 植 、 假 植 、 古 树 名 木 栽植 、 珍 贵 树种 栽植 的 一 种 经 


项 目 编码 为 050103001, 


园 内 的 植物 遭 到 重大 


破坏 ， 需 要 清理 ， 绿 地 面积 为 500m* ， 绿 地 中 有 广 玉兰 20cm， 构 树 加 2cm， 香 樟 $8ст, 


紫 穗 槐 $5cm， 


Нет, 400m’。 





红叶 李 фет, 








4.34 某 公 园 绿地 平面 图 


解 : 清单 工程 量 计算 结果 见 表 4. 1 。 








龙 柏 球 Н100стР120ст, #9 Н80стР100ст, 2 
已 知 场地 土壤 类 型 为 三 类 ， 求 清单 工程 量 。 
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表 4.1 某 公 园 绿 地 分 部 分 项 工程 量 清单 





























序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 
1 050101001001 НС $10ст 株 24 
2 050101001002 伐 树 $12ст Ж 3 
3 050101001003 伐 树 #8ст ж 6 
4 050101001004 伐 树 д5ст 株 3 
5 050101001005 КАР $4cm 株 7 
6 050101003001 砍 控 灌木 丛 及 根 ”| Hl00cmP120cm 株 21 
7 050101003002 砍 控 灌木 从 及 根 | НвостР100ст 株 6 
8 050101007001 清除 地 被 植物 麦 冬 тї 400 























【 例 4- 2】 某 校 大 门人 口 处 有 一 处 绿地 600m* ， 植 物 配置 如 图 4. 35 所 示 ， 绿 地 苗木 
见 表 4. 2， 场 地 需要 进行 平整 ， 土 壤 类 型 为 三 类 土 ， 需 回填 种 植 土 80cm。 种 植 后 胸径 5cm 
以 上 的 乔木 采用 树 棍 桩 三 脚 桩 支撑 ， 胸 径 5cm 以 上 的 乔木 进行 草 绳 绕 干 ， 所 绕 高 度 为 


1. 5m/ 株 ， 苗 木 养护 期 为 两 年 。 求 清单 工程 量 。 


В 4.35 某 校 绿化 平面 图 


ж42 某 校 绿地 苗木 表 





























序号 苗木 规格 单位 数量 
1 银杏 Ф16ст Ж 8 
2 ш спа 株 8 
3 金 桂 H271~300cm P201 一 250cm 株 17 
4 红 枫 D5cm 株 4 
5 鸡 爪 械 О5ст 株 10 
6 美人 茶 H211~230cm Р121—150ст 株 1 
7 晚 栅 D5cm Ж 3 
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СЕ) 

序号 苗木 规格 单位 数量 

8 红 梅 D5cm Ж 3 

9 红叶 石楠 球 Н80—90ст Р101—120ст 株 6 

10 жщ D5cm 株 9 

11 石榴 H211~240cm Р91--100спа 株 2 

12 常春 芯 ІЛ.0—1. 5т т? 80(30 Ж/т?) 
13 百 幕 大 т? 500 

解 : 清单 工程 量 计算 结果 见 表 4.3、 表 4. 4。 

жаз 某 校 绿地 分 部 分 项 工程 量 清单 

序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 
1 050101010001 | 整理 绿化 用 地 | ”种 植 土 回 填 80cm т? 600 
@ 050102001001 栽植 乔木 银杏 各 6cm， 养 护 两 年 株 8 
3 050102001002 栽植 乔木 香 樟 #15ст. 养护 两 年 株 8 

| 050102004001 栽植 灌木 пе у ЕЮ —2560сть 17 

5 050102001003 栽植 乔木 红 枫 .D5cm， 养 护 两 年 株 4 

6 050102001004 栽植 乔木 ДОЛУ D5cm， 养 护 两 年 и 10 
7 | 050102004002 | ”栽植 灌木 е 1 
8 050102001005 栽植 乔木 Т Обет. ЗЕРЕ ж 3 

9 050102001006 栽植 乔木 红 梅 D5cm， 养 护 两 年 株 3 
10 | 050102004003 栽植 灌木 Е падащи рї в 6 

11 050102001007 栽植 乔木 紫薇 D5cm， 养 护 两 年 株 9 
12 | 050102004004 | 栽植 灌木 ШЫ с Ди Е. Е 2 
13 050102008001 栽植 花卉 ЖЛЕ 11.0—1.5щ. 养护 两 年 株 2400 
14 050102012001 铺 种 草皮 百慕大 , 满 铺 ， 养 护 两 年 тї? 500 

№44 某 校 绿地 技术 措施 项 目 清单 

序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 тєш 
1 050404002001 草 强 绕 树干 | 胸径 16cm， 所 绕 树 十 高 度 1. 5m 株 8 

2 050404002002 草 强 绕 树 干 ”| 胸径 15cm， 所 绕 树 干 高 度 1. 5m 株 8 

3 050404001001 树木 支撑 架 树 棍 ， 三 脚 桩 株 16 




















3. 绿化 种 植 工 程 工 程 量 清单 
绿化 种 植 工程 工程 量 清单 见 表 4. 5 一 表 4. 7。 
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4.2.2 绿化 种 植 工程 定额 工程 量 的 计算 


1 绿化 种 植 工程 预算 定额 工程 量 的 计算 规则 


《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》(2010 版 ) 包 括 苗 木 起 挖 ， 苗 木 栽 植 ， 大 树 迁 
移 ， 支 撑 、 卷 干 、 遮 荫 棚 ， 地 形 改 造 ， 绿 地 整理 、 滤 水 层 及 人 工 换 土 ， 绿 地 养护 等 7 部 分 。 
苗木 起 挖 : 起 挖 乔木 、 灌 木 、 芯 本 、 散 生 人 竹 按 设 计 图 示 数 量 以 “ 株 ” 计 算 ; 起 挖 从 生 
竹 按 设计 图 示 数 量 以 “从 ”计算 ; 起 挖 地 被 、 草 皮 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 “m*” 计 算 。 

苗木 栽植 : 乔木 、 亚 乔木 、 灌 木 的 种 植 、 养 护 以 “ 株 ” 计 算 ， 草皮 的 种 植 、 养 护 以 
“m*” 计 算 ; 单 排 、 双 排 、 三 排 的 绿篱 种 植 、 养 护 ， 均 以 “延长 米 ” 计 算 ; 花卉 的 种 植 以 
“ 株 ” 计 算 。 

大 树 迁 移 : 大 树 起 挖 、 大 树 栽植 、 大 树 砍 伐 按 设计 图 示 数 量 以 “ 株 ” 计 算 。 

жи, ет, щит: 遮 荫 棚 面积 按 展 开 面 积 计算 ， 草 绳 绕 树 干 长 度 按 草 绳 所 绕 部 分 
的 树干 长 度 以 “m” 计 算 。 

地 形 改造 ， 地 形 改造 按 面积 “m*” 计 算 。 

绿地 整理 、 滤 水 层 及 人 工 换 土 : 绿地 整理 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 “m*” 计 算 ， 垃圾 深 
埋 按 体积 以 “m*” 计 算 ， 陶 粒 滤 水 层 按 体积 以 “m*” 计 算 ， 排水 阻隔 板 、 土 工 布 滤 水 层 
按 面 积 以 “m?*” 计 算 ， 人 工 换 土 以 “ 株 ” 计 算 。 

绿地 养护 ， 梦 缘 植 物 的 养护 ， 以 “ 株 ” 计 算 ; 草本 花 弄 、 地 被 植物 的 养护 按 “m?*” 计 
Жз 湿 生 植物 、 挺 水 植物 和 浮 叶 植物 以 “ 株 ( 丛 )” 计 算 ， 漂浮 植 物 以 “m ”计算 ， 竹 类 植 
物 、 球 形 植物 的 养护 以 “ 株 六 计算 ， 灌 木片 植 的 种 植 、 养 护 按 绿地 面积 以 “m ”计算 。 

2. 绿化 种 植 工程 预算 定额 工程 量 的 计算 

【 例 4-3】 根据 例 4- 1 计算 定额 工程 量 。 

解 : 挖 广 玉兰 ст, 24 Ж; 挖 构 树 $12ст, З №; 挖 香 樟 $8cm，6 Ж; РУНО 
$5cm，3 株 ; 挖 红 叶 李 $4cm， 7 株 ; ВЕРЕ Н100ст Р120ст, 21 株 ， 挖 海 桐 球 H80cm 
Р100ст, 6 株 ， 挖 麦 冬 Hl5cm100m? 。 

【 例 4-4】 根据 例 4-2 计 算 定 额 工程 量 。 

解 : 绿地 栽植 工程 中 定额 工程 量 包括 绿地 整理 ， 苗 木 栽植 ， 苗 木 养护 ， 支 撑 、 卷 干 等。 

绿地 整理 ，600m? ; 种 植 土 回填 :600X0. 8=480(т?). 
苗木 栽植 : 栽植 银杏 入 6cm，8 Ж: 栽植 香 樟 са, 8 Ж: 栽植 金 桂 H271 ~ 
300стР201—250ст, 17 Ж; 栽植 红 枫 D5cm，4 Ж; ЖА ЛО О5ст. 10 Ж; 栽植 美 
Аж P121 一 150cm，1 Ж; ЖАН Ост, З 株 ; 栽植 红 梅 D5cm，3 Ж; 栽植 红叶 石楠 
球 P101~120cm，6 Ж; 栽植 紫薇 О5ст. 9 Ж; 栽植 石榴 P91 一 100cm，2 Ж; 栽植 常春 
№ 1Л.0—1. 5. 2400 Ж. 铺 种 草皮 500m? 。 

苗木 养护 : 养护 银杏 Ф16ст. 8 Ж; 养护 香 樟 入 5cm，8 Ж; 养护 金 桂 Р201—250ст, 
17 №; 养护 红 枫 О5ст, 4 Ж; 养护 鸡 扑 械 D5cm，10 Ж; 养护 美人 茶 Р121--159ст, 1 
Ж; 养护 晚 樱 D5cm，3 В; 养护 红 梅 Dlcm，3 Ж: 养护 红叶 石楠 球 P101 一 120cm，6 
Ж; ЭЗ ЖЩ D5cm，9 Ж; 养护 石榴 P91 一 100cm，2 Ж; 养护 常春 芯 站 1.0 一 1.5m， 
2000 株 ， 养 护 草皮 500mz 。 
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树木 支撑 : 银杏 、 香 樟 等 2 种 植物 需要 进行 支撑 ,共计 8 十 8 二 16( 株 )。 


草 缠绕 树干 :胸径 在 5cm 以 上 时 ， 需 要 进行 草 绳 绕 树 干 ， 草 绳 绕 树 干 以 所 绕 树 干 的 高 度 
计算 ， 一 般 草 绳 绕 到 树木 的 枝 下 高 。 银 杏 、 香 樟 2 种 植物 均 绕 1. 5m, 即 1.5X8==12(m)。 


[4.3 绿化 种 植 工程 计价 


4.3.1 定额 计价 法 绿化 种 植 工程 计价 


1. 绿化 种 植 工程 的 定额 套 取 与 换算 

《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》(2010 版 ) 计 价 说 明 规定 如 下 。 

(1) 种 植 定额 包括 种 植 前 的 准备 ， 种 植 过 程 中 的 工料 、 机 械 费 用 和 种 植 完 工 验 收 前 的 
苗木 养护 费用 。 养 护 定额 为 种 植 完工 验收 后 的 绿地 养护 费用 。 

(2) 起 挖 或 栽植 树木 均 以 一 、 二 类 土 为 计算 标准 ， 如 为 三 类 土 ， 人 工 乘 以 系数 1. 34, 
四 类 土 则 人 工 乘 以 系数 1.76， 冻 土 则 人 工 乘 以 系数 2. 20. 

(3) 设计 未 注 明 土 球 直 径 时 ， 乔 木 按 胸径 的 8 倍 计 算 ， 不 能 按 胸径 计算 时 ， 则 按 地 径 
的 7 倍 计算 土 球 直径 ， 灌 木 或 亚 乔木 按 其 鞍 径 的 1/3 计算 土 球 直径 。 胸径 是 指 离 地 面 
1. 2m 高 处 的 树干 直径 ， 地 径 是 指 离 地 面 0. 3m 高 处 的 树干 直径 。 

(4) 反 季节 种 植 的 人 工 、 材 料 、 机 械 及 养护 等 费用 按时 结算 。 根 据 植物 品种 在 不 适宜 
其 种 植 的 季节 (一 般 在 每 年 的 1 月 、2 月 、7 月 、8 月 ) 种 植 ， 视 作 反 季节 种 植 。 

(5) 绿化 养护 定额 适用 于 苗木 种 植 后 的 初次 养护 。 定 额 的 养护 期 为 一 年 ， 实 际 养护 
非 一 年 的 ， 定 额 按 比 例 换 算 。 

(6) 灌木 片 植 是 指 每 块 种 植 的 绿地 面积 在 50’ 以 上 ， 种植 密度 每 m? 大 于 6 株 , НЗ 
排 以 上 排列 的 一 种 成 片 栽植 形式 。 

【 例 4-5】 某 公园 内 有 一 绿地 ， 现 重新 整修 ， 需 要 把 以 前 所 种 的 植物 全 部 以 带 土 球 的 
方式 移 走 ， 绿 地 面积 为 500m* 。 绿 地 中 有 广 玉兰 和 0cm， 构 树 如 2cm， 香 樟 $8ст, ЗОНИ 
$5cm， 红叶 李 фест, ЖАРК Н100стР120ст, ЖЕНА ВК Н8ОстР100ст. 3 4 Hl5cm、 


















































400m 。 已 知 场地 土壤 类 型 为 三 类 ， 定 额 节选 见 表 4. 8， 请 确定 定额 子 目 与 基价 。 
表 4.8 绿地 整修 定额 节选 计量 单位 : 10 株 
定额 编号 1-2 1-3 1-4 1-5 1- 24 1- 25 1- 52, 
起 挖 乔木 ( 带 土 球 ) 起 挖 灌木 ( 带 土 球 ) 
项 目 土 球 直径 (cm) 起 挖 地 被 
40 以 内 60 以 内 80 以 内 100 以 内 | 30 以 内 40 以 内 
基价 (元 ) 57 136 386 664 33 57 13 
人 工 费 (元 ) 35. 36 92.48 182. 24 394. 4. 21. 76 40. 80 13. 26 
材料 费 (元 ) 21.60 43. 20 64. 80 108. 00 10. 80 16. 20 一 
机 械 费 (元 ) 一 一 139. 41 161. 18 一 一 一 
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解 : 


(1) 起 挖 广 玉兰 
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: 土 球 直径 为 胸径 的 8 倍 ， 土 球 直径 为 10X8 一 80Ccm)， 套 





定额 1 - 





4。 土壤 类 型 为 三 类 十 ， 人 工 系数 乘 以 1. 34。 换 算 后 基价 为 : 182. 24 X1.34 十 64. 80 十 


139. 41=448. 41( 





1. 34 十 108 十 161. 





(4) 起 挖 紫 穗 槐 : 
1. 34 十 21. 60 一 68. 


元 /10 株 ) 。 





(2) 起 挖 构 树 : 土 球 直径 为 12X8 一 96(cm)， 套 用 定额 1- 5。 换 算 后 基价 为 : 


8 一 797. 68( 元 /10 Ж). 

















(3) 起 挖 香 樟 ， 土 球 直径 为 8X8 二 64(cm)， 套 用 定额 1- 4。 换 算 略 。 
上 球 直径 为 5X8 二 40(cm)， 套 用 定额 1 - 2。 换 算 后 基价 为 : 35. 36X 


98( 元 /10 Ж). 








(5) 起 挖 红 上 [ 


РЕ. 土 球 直 径 为 4X8 一 32(Ccm) ， 套 用 定额 1- 2。 换 算 略 。 











394.40Х 
















































































(6) 起 挖 龙 柏 球 ， 土 球 直 径 为 其 莲 径 的 1/3， 土 球 直径 为 120 二 3 二 40(cm)， 套 用 定额 1 - 
25。 换 算 后 基价 为 57 十 40. 8X0. 34=70. 87( 元 /10 Ж). 
(7) 起 挖 海 桐 球 ， 土 球 直径 为 100 二 3 王 33(cm) ， 套 用 定额 工 - 25。 换 算 略 。 
(8) 起 控 麦 冬 ; 套用 定额 1- 52。 换 算 后 基价 为 : 13 十 13. 260. 34=17. 8( 元 /10m >, 
【 例 4-6】 根据 例 4-2 确定 相 应 定额 子 目 与 基价 ， 相 关 定 额 节 选 见 表 4.9 一 
Ж 4.15. 
表 4.9 例 4-6 定 额 1 计量 单位 ;10 Ж 
定额 编号 1- 56 1-60 1-61 1-79 1- 80 1- 82 
栽植 乔木 ( 带 土 球 ) 栽植 灌木 ( 带 土 球 ) 
项 目 Е ВИНА (ст) 
40 以 内 120 以 内 140 以 内 10 以 内 50 以 内 70 以 内 
基价 (元 ) 49 733 1082 42 65 222 
人 工 费 (元 ) 18. 00 196. 00 745. 60 40. 80 62. 56 125. 12 
材料 费 (元 ) 1.48 11. 80 14.75 1. 48 2.21 3. 69 
机 械 费 (元 ) 225. 40 322. 03 — 一 92. 96 
表 4.10 例 4-6 定 额 2 计量 单位 ，100m 
定额 编号 1-118 1-119 1- 120 1- 121 1- 122 
栽植 草皮 
项 目 
散 铺 满 铺 直 生 带 籽 播 Ше 
基价 (元 ) 382 518 347 270 217 
人 工 费 (元 ) 367. 20 503. 20 331. 84 263. 84 211.07 
材料 费 (元 ) 14. 75 14. 75 14. 75 5.90 5.90 
机 械 费 (元 ) 一 一 一 一 一 
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表 4.11 例 4-6 定 额 3 计量 单位 ，100 株 
定额 编号 1-123 1- 124 
项 目 栽植 花卉 
草本 花 球根 类 
基价 (元 ) 17 26 
人 工 费 (元 ) 15. 13 24. 14 
材料 费 ( 元 ) 1. 44 1.87 
机 械 费 (元 ) 一 一 
表 4.12 例 4-2 定额 节选 
定额 编号 1-210 4-63 
зїн 绿地 平整 回填 土 ( 松 填 ) 
10m’ 100" 
基价 (元 ) 15 24 
人 工 费 (元 ) 15. 24 23. 59 
材料 费 (元 ) 不 一 
机 械 费 ( 元 ) 一 一 
表 4.13 例 4-6 定 额 4 
定额 编号 1-241 1- 245 1- 247 1- 276 1- 277 1- 297 
常 绿 乔木 落叶 乔木 灌木 球形 植物 
项 目 胸径 (cm) 高 度 (cm) ЗЕ 4% (ст) 
20 以 内 5 以 内 20 以 内 250 以 内 250 以 上 150 以 内 
基价 (元 ) 329 140 363 71 106 113 
人 工 费 (元 ) 256. 90 78.61 282. 61 24.67 37.01 54. 10 
材料 费 (元 ) 30.77 22. 87 31.71 20.41 30. 61 26. 32 
机 械 费 (元 ) 41. 37 38. 69 48. 27 25. 63 38. 46 32. 94 
表 4.14 例 4-6 定 额 5 计量 单位 :10m? 
定额 编号 1-306 1- 308 1- 309 
暧 地 型 草坪 
项 目 地 被 植物 
散 铺 满 铺 
基价 (元 ) 49 38 34 
人 工 费 (元 ) 20. 40 22. 60 17. 31 
材料 费 ( 元 ) 14. 62 5. 35 5.26 
机 械 费 (元 ) 13. 79 9.58 11.49 
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解 : 











表 4.15 例 4-6 定 额 6 计量 单位 : 10m 
定额 编号 1- 189 1- 194 1- 199 1- 200 
树 棍 桩 (10 Ж) 毛竹 桩 (10 株 ) 草 强 绕 树干 (10m) 
项 目 胸径 (cm) 
= 
15 以 内 20 以 内 
基价 (元 ) 125 431 33 45 
人 工 费 (元 ) 16. 32 16. 32 13. 60 19. 04 
材料 费 (元 ) 108. 80 415. 15 19. 44 25. 92 
机 械 费 (元 ) 一 一 一 一 








(1) 绿地 整理 : 套用 定额 1 - 210， 基 价 为 15. 24 元 /10m? 。 

(2) 种 植 土 回 填 : 《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 王 程 预算 完 额 》(2010 版 ) 第 一 章 
园林 绿化 工程 未 设 有 回填 子 目 ， 需 套用 第 四 章 土 方 工程 的 定额 子 目 ， 查 定额 得 知 ， 套 
用 定额 4- 63。 因 定额 4-63 是 以 原 土 回填 考虑 的 ， 所 以 需要 进行 基价 的 换算 ， 将 种 
植 土 的 材料 费 计 和 基价。 种 植 土 市 场 价 为 25 元 /m’ 。 换 算 后 基价 为 ， 23. 59 十 25X10= 





273. 59( 元 /10nm ) 。 


(3) 栽植 银杏 : 土 球 直 径 为 胸径 的 8 倍 ， 


土 球 直径 为 16X8==128(cm)， 套 用 定额 1 - 


61。 土 壤 类 型 为 三 类 土 ， 人 工 系 数 乘 以 1. За, 换算 后 基价 为 : 745. 60X1.34 十 14.75 十 
322. 03=1335. 88(75/10 В, 


(4) 栽植 香 樟 : ЭКП 


土 ， 人 工 系数 乘 以 1. 
10%). 





(5) 栽植 金 桂 ， 土 球 直径 为 201 二 3 一 67(cm) ， 套 用 定额 1 - 82。 土 壤 类 型 为 三 类 土 ， 


直径 为 15X8 二 120(cm)， 套 用 定额 1 - 60。 土 壤 类 型 为 三 类 


34， 换 算 后 基价 为 : 496X1. 34 十 11. 80 十 225. 40=901. 84( 元 / 








人 工 系数 乘 以 1. 34， 换 算 后 基价 为 : 125.12X1.34 十 3.69 十 92.96 一 264.31( 元 / 


10 株 ) 。 


(6) 栽植 红 枫 : 土 球 直径 为 5X7=35(cm) ， 套 用 定额 1 - 56。 土 壤 类 型 为 三 类 土 ， 人 














工 系数 乘 以 1. 34. 换算 后 基价 为 48X1. 34 十 1. 48=65. 8( 元 /10 ВО. 
(7) ЖИЛА. 土 球 直径 为 5X7 王 35(cm) ， 套 用 定额 1- 56。 换 算 略 。 
(8) 栽植 美人 茶 : 土 球 直径 为 121 二 3 一 40.3(cm) ， 套 
， 人 工 系 数 乘 以 1. 34， 换 算 后 基价 为 : 62. 56X1. 34 十 2. 21=86. 04( 元 /10 ВО, 





用 定额 1- 80。 土 壤 类 型 为 三 类 


(9) ЖЕНИЯ: 土 球 直径 为 5X7 一 35Ccm) ， 套 用 定额 1- 56。 换 算 略 。 


(10) 栽植 红 梅 : 了 





10 株 ) 。 


上 球 直 径 为 5X7 王 35(cm) ， 套 用 定额 1- 56。 换 算 略 。 
(11) 栽植 红叶 石楠 球 : 土 球 直径 为 101 二 3 二 33. 67(cm) ， 套 用 定额 1- 79。 土 壤 
类 型 为 三 类 土 ， 人 工 系 数 乘 以 1. 34， 换 算 后 基价 为 : 40.8X1. 34+1.48=56. 15( 元 / 





(12) ЖАН: А 

















上 球 直径 为 5X7 一 35(cm) ， 套 用 定额 1- 56。 换 算 略 。 
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(13) 栽植 石榴 : 土 球 直径 为 91 二 3 二 30. 33(cm) ， 套 用 定额 1- 79。 换 算 略 。 

(14) 栽植 常春 芯 : 套用 定额 1- 123。 土 壤 类 型 为 三 类 土 ， 人 工 系数 乘 以 1. 34， 换 算 
后 基价 为 : 15. 13Ж1. 34 十 1. 44=21. 71( 元 /100 Ж). 

(15) Ж#Н ЖЖ: 草坪 以 满 铺 草 皮 的 方式 铺 种 ， 套 用 定额 1- 119。 土 壤 类 型 为 
三 类 土 ， 人 工 系数 乘 以 1. 34， 换 算 后 基价 为 : 503.2X1.34 十 14.75 二 689.04( 元 / 
100m2 ) 。 

(16) 养护 银杏 ， 银杏 为 落叶 乔木 ， 胸 径 16cm， 套 用 定额 1 - 247。 养 护 两 年 ， 定 额 基 
价 乘 以 2， 换 算 后 基价 为 : 363X2 王 726( 元 /10 Ж). 

(17) 养护 香 樟 : 香 樟 为 常 绿 乔木 ， 胸 径 15cm， 套 用 定额 1 - 241。 养 护 两 年 ， 定 额 基 
价 乘 以 2， 换算 后 基价 为 ， 329X2=658( 元 /10 №. 

(18) 养护 金 桂 : 金 桂 为 常 绿 灌木 ， 高 度 271 一 300cm， 套 用 定额 1 - 277。 养 护 两 年 ， 
定额 基价 乘 以 2， 换 算 后 基价 为 : 106X2 一 212( 元 /10 ВО. 

(19) 养护 红 枫 : 红 枫 为 落叶 乔木 ， 地 径 5cm， 套 用 定额 1 - 245。 养 护 两 年 ， 定 额 基 
价 乘 以 2， 换算 后 基价 为 : 140X2 一 280( 元 /10 Ж). 

(20) ЗЕД ЛА: 鸡 爪 械 为 落叶 乔木 ， 地 径 5cm 套用 定额 1- 245。 换 算 略 。 

(21) 养护 美人 茶 : 美人 茶 为 常 绿 灌木 ， 高 度 211 一 230cm， 套 用 定额 1 - 276。 养 护 两 
年 ， 定 额 基价 乘 以 2， 换 算 后 基价 为 : 71X2 三 142( 元 /10 株 ) 。 

(22) 养护 晚 樱 : 晚 樱 为 落叶 小 乔木 ,地 径 5cm， 套 用 定额 1- 245。 换 算 略 。 

(23) 养护 红 梅 ， 红 梅 为 落叶 乔木 ， 地 径 5cm， 套 用 定额 1- 245。 换 算 略 。 

(24) 养护 红叶 石楠 球 : 红叶 石楠 球 为 球形 植物 ,， 选 径 101 一 120cm， 套 用 定额 1 - 297, 
养护 两 年 ， 定 额 基 价 乘 以 2, 换算 后 基价 为 113X2 二 226( 元 /10 Ж). 

(25 ЗЕ: 紫薇 为 落叶 小 乔木 ， 地 径 ,5em， 套 用 定额 1- 245。 换 算 略 。 

(26) 养护 石榴 :石榴 为 落叶 小 乔木 或 灌木 ， 高 度 211 一 240cm， 套 用 定额 1- 276。 换 
算 略 。 

(27) ЗЕЕ: 常春 苹 从 植物 学 分 类 角度 看 属于 芯 本 植物 , 但 它 与 木质 苹 本 紫 匡 
不 同 ， 常 春 芯 通常 以 铺 地 形式 栽植 ， 作 为 下 层 的 地 被 植物 应 用 ， 在 养护 时 应 按 地 被 植物 进 
行 养护 ， 所 以 套用 定额 1 - 306。 养 护 两 年 ， 定额 基 价 乘 以 2， 换算 后 基价 为 49Х2=98 
(元 /10m2 ) 。 

(28) 养护 百 大 荣 : 百 大 慕 属于 暖 季 型 草坪 草 ， 套 用 定额 1 - 309。 养 护 两 年 ， 定 额 基 
价 乘 以 2， 换 算 后 基价 为 ， 34X2 一 68( 元 /10m2 ) 。 

(29) 树木 支撑 : 树 棍 三 脚 桩 支撑 套用 定额 1 - 189， 定 额 基价 直接 套用 ， 基 价 为 125 
(元 /10 株 ) 。 

(30) 草 强 绕 干 : 银杏 加 6cm 套用 定额 1 - 200, 定额 基价 直接 套用 ， 基 价 为 45 元 / 
10m; Ж $15ст 套用 定额 1 - 199， 定 额 基价 直接 套用 ， 基 价 为 33 元 /10m。 


2. 绿化 种 植 工 程 预算 书 编制 


【 例 4-7】 杭州 某 校 大 门 入 口 处 有 一 处 绿地 600m* ,植物 配置 如 图 4.35 所 示 ， 场 地 
需要 进行 平整 ， 土 壤 类 型 为 三 类 土 ， 需 回填 种 植 土 80cm， 种植 后 胸径 5cm 以 上 的 乔木 采 
用 树 棍 桩 三 脚 桩 支撑 ， 胸 径 5cm 以 上 的 乔木 进行 草 绳 绕 干 ， 所 绕 高 度 为 1. Би, М 
木 养 护 期 为 两 年 。 其 中 种 植 土 到 场 价 为 25 元 /mm ， 银 杏 2000 元 / 株 ， 香 樟 720 元 / 株 ， 
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第 4 章 ” 绿化 种 植 工程 计量 与 计价 


金 桂 450 元 / 株 ， 红 枫 250 元 / 株 ， 鸡 爪 要 200 元 / 株 ， 美 人 茶 80 元 / 株 ， 晚 樱 50 元 / 
株 ， 红 梅 66 元 / 株 ， 红 叶 石 楠 球 90 元 / 株 ， 紫薇 80 元 / 株 , 石棉 40 ИЖ, УЖ 
0.54 元 / 株 ， 百 莫大 4. 5 元/m*。 除 种 植 土 、 苗 木 价 格 按照 上 述 到 场 价 计 取 外 ， 人 工 、 
机 械 、 其 他 材料 均 按 照 定额 相应 价格 计 取 。 各 项 费 率 按 中 值 取 费 ， 请 编制 该 绿化 种 植 
工程 预算 书 。 

解 : 

该 校 大 门 绿地 预算 书 封面 、 编 制 说 明 、 费 用 计算 表 见 表 4. 16 一 表 4. 18。 

分 部 分 项 工程 预算 书 、 技 术 措施 项 目 预 算 书 见 表 4. 19、 表 4. 20。 


Ж4.16 某 校 大 门 绿地 预算 书 封面 





某 校 大 门 绿地 工程 








яз 
预算 价 ( 小 写 ) ， 74759 元 
Кї: 类 万 肆 任 类 佰 伍 拾 玖 元 
编制 人 : (造价 员 签字 盖 专 用 章 ) 
复核 人 : (造价 工程 师 签 字 盖 专用 章 ) 
编制 单位 ，( 公 童 ) 编制 时 间 : 年 月 日 








#417 某 校 大 门 绿地 预算 编制 说 明 


编制 说 明 
-、 工 程 概况 
本 工程 是 某 校 大 门 绿地 工程 ， 位 于 某 市 环 城北 路 。 绿 地 面积 600m* ， 工 程 内 容 有 乔木 、 灌 木 、 地 被 、 
草坪 的 种 植 与 养护 。 
二 、 编 制 依据 
. 某 高 校 南大 门 绿地 工程 施工 图 纸 。 
绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》(2010 版 ) 。 
《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 。 
《浙江 省 施工 机 械 台 班 费用 定额 参考 单价 》(2010 版 ) 。 
. 材料 价格 按 浙江 省 2012 年 第 5 期 信息 价 。 
- 人 工 价格 按 定额 价 。 
га 编制 说 明 
- 本 工程 规 费 按 浙江 省 建设 工程 施工 取 费 定额 计 取 ,农民 工 工伤 保险 费 按 0.114% 计 取 ; 税金 按 市 
人 577% 计 取 。 
2. 本 工程 综合 费用 按 单独 绿化 工程 三 类 中 值 考 虑 ， 取 费 基数 为 人 工 费 十 机 械 费 。 
3. 安全 文明 施工 费 、 建 设 工程 检验 试验 费 、 已 完工 程 及 设备 保护 费 、 二 次 搬运 费 均 按 《 浙 江 省 建设 
工程 施工 取 费 定额 》(2010 版 ) 相 应 的 中 值 计 入 。 
4. 苗木 养护 按 两 年 考虑 。 








和 Do 














a 
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#415 某 校 大 门 绿地 单位 工程 预算 费用 计算 表 


工程 名 称 : 某 校 大 门 绿地 工程 








































































































Ал, 





序号 费用 名 称 计算 公式 金额 (元 ) 
= 直接 工程 费 十 施工 技术 措施 费 按 计价 规则 规定 计算 65153 
其 中 1. 人 工 费 十 机 械 费 也 (定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 ) 13918 
= 施工 组 织 措施 费 548 
2. 安全 文明 施工 费 13. 154 438 
3. 建设 工程 检验 试验 费 1хо. 2294 31 
4. 冬 雨季 施工 增加 费 1х0. 24% 33 
5. 夜间 施工 增加 费 1хо. 0494 6 
其 中 6. 已 完工 程 及 设备 保护 费 1х0: 08% 11 
7. 二 次 搬运 费 1Х0.21% 29 
8. 行人 、 行 车 干扰 增加 费 1X0% 0 
9. 提前 竣工 增加 费 1X0% 0 
10. 其 他 施工 组 织 措施 费 按 相关 规定 计算 0 
三 企业 管理 费 1X13% 1809 
四 利润 1х224 3062 
五 规 费 1605 
11. 排污 费 、 社 保费 、 公 积 金 1х 10. 94% 1523 
12. 民工 工伤 保险 费 Ди я т ти за ү 2 
13. 危险 作业 意外 伤害 保险 费 按 各 市 有 关 规 定 计算 0 
六 总 承包 服务 费 0 
14. 总 承包 管理 和 协调 费 分 包 项 目 工 程 造价 X0% 0 
15. 总 承包 管理 、 协 调和 服务 费 分 包 项 目 工程 造价 X0% 0 
16. 甲 供 材料 设备 管理 服务 费 甲 供 材料 设备 费 X0% 0 
Е 风险 费 ЕРИНЕ 0 
д | имея я: 0 
十 建设 工程 造价 РАННЕ мы 
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#419 某 校 大 门 绿地 工程 预算 书 ( 分 部 分 项 工程 ) 


工程 名 称 : 某 校 大 门 绿地 工程 


第 1 页 共 2 页 











































































































P101~120cm 























单价 组 成 (元 ) = 
序号 | 编号 名 称 单位 | 数量 单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
Лта мня пия 
绿地 整理 14047. 20 
1 | 1-210 | 绿地 平整 102 | 60.000 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 914.40 
2 [4-63 | 回填 土 松 填 10ms | 48. 000 | 273. 60 | 23. 60 |250.00| 0.00 |13132.80 
苗木 栽植 44165. 21 
栽植 乔木 ( 带 = 2 
3 [1-61 0. 800 |1335. 87| 999. 10| 14. 75 | 322. 02| 1068. 70 
换 径 Мост 以 内 三 类 士 栽植 а й 
4 主 材 银杏 #16ст 株 8.000 | 2000. 00| 0.00 12000. 00) 0.00 |16000.00 
я 栽植 乔木 ( 带 : 
5 11-60 Е 0. 800 | 901. 83 | 664. 64| 11. 80 |225. 39| 721. 46 
? Ж | 径 120m 以 内 ра { - 
6 主 材 РН ст 株 8.000 | 720.00 | 0.00 |720.00| 0.00 | 5760. 00 
栽植 灌木 、 茧 本 ( 带 土 
7 |1-82 换 | 球 ) 土 球 直径 70cm 以 内 三 | 10 株 | 1.700 | 264. 30 |167.66| 3.69 | 92.95 | 449. 31 
类 土 栽植 
金 桂 H271 — 300cm Е 
8 М + ‚000 | 450. Е 450. Е 50. 
8 ЕМ 2201 —250ст Ж | 17. 000 | 450.00 | 0.00 |450.00| 0.00 | 7650. 00 
В 栽植 乔木 ( 带 土 球 ) 土 球 直 
9 |1-56 10% | 0.400 | 65.80 | 64.32 | 1.48 | 0.00 | 26.32 
ЕТЕТ ш Ў А 
10 主 材 红 枫 D5cm 株 4. 000% | 250.00 | 0.00 |250.00| 0.00 | 1000. 00 
栽植 乔木 ( 带 土 球 ) 土 球 直 Е 
11 11-56 0 1.000 | 65.80 | 64.32 | 1.48 | 0.00 | 65. 80 
56 换 径 40mi 以 内 三 类 土 栽植 10% 5. 8 1.3 4 ( 5. 8 
12 М ХУ ЛКК D5cm Ж 10. 000 | 200. 00 | 0. 00 |200. 00) 0.00 | 2000. 00 
ЖОК. Ж ЖО 
13 | 1-80 换 | 球 ) 土 球 直径 50cm 以 内 三 | 10 株 | 0.000 | 86.04 | 83.83 | 2.21 | 0.00 0. 00 
类 土 栽 杆 
% А Ж H211 — 230 
14 | 主 材 ЛЖ H211 一 230em| 株 | 1.000 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 
P121 一 150cm 
栽植 乔木 ( 带 土 球 ) 土 球 
15 |1-56 Т и тож | 0.300 | 65.80 | 64.32 | 1.48 | 0.00 | 19.74 
56 | үа 40cm 以 内 三 类 圭 栽 植 | 10 株 
16 | 主 材 晚 机 D5cm 株 | 3.000 | 50.00 | 0.00 | 50.00| 0.00 | 150.00 
В 栽植 乔木 ( 带 土 球 ) 土 球 
17 |1-56 р КА йан: | 10 0.300 | 65.80 | 64.32 | 1.48 | 0.00 | 19.74 
5 换 | 吉 径 40cm 以 内 三 类 十 栽植 | 10 株 
18 主 材 红 梅 D5cm 株 3.000 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 198.00 
ЖЖ, ЖЖ С 
19 |1-79 换 | 球 ) 土 球 直 径 40cm 以 内 三 | 10% | 0.600 | 56.15 | 54.67 | 1.48 | 0.00 | 33. 60 
类 士 栽植 
红叶 石楠 球 Н8о--90 
20 | 主 材 红叶 石 杭 球 H80~90cm| 株 | 6.000 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 540.00 
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( 续 ) 
单价 组 成 (元 ) 
序号 | 编号 名 称 单位 | 数量 单价 (元 ) 一 | 合 价 (元 ) 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 
Е 栽植 乔木 ( 带 土 球 ) 土 球 
21 |1-56 Ў -| 10 株 | 0.900 | 65.80 | 64.32 | 1.48 | 0.00 | 59. 22 
56% |4 ооруң | 10 株 а Р 
22 主 材 ЖЩ D5cm 株 9.000 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 720.00 
ЖК. ЖЖ С 
23 |1-79 换 | 球 ) 土 球 直径 40cm 以 内 三 | 104% | 0.200 | 56.15 | 54.67 | 1.48 | 0.00 | 11.23 
类 土 栽植 
А: 211--24 — 
24 | М Кеш писа # | 2.000 | 40.00 | о. оо | 40.00 | 0.00 | 80.00 
ЕЕ жа ле, 
25 |1-123 Рули 草本 花 三 类 土 | 100 株 | 24.000 | 21.70 | 20.26 | 1.44 | 0.00 | 520.80 
26 主 材 НЕЕ ГЛ. 0—1. 5m 株 [2400.000 0.54] 0.00 | 0.54 | 0.00 | 1296. 00 
Ве не АВ 5 6 + 
27 |1-119 换 ‚Жи кка =Ж + 100m? | 5:000 | 689. 04 |674. 29| 14.75 | 0.00 | 3445. 20 
栽植 
28 М 百 摹 大 п? 1500.000| 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2250.00 
苗木 养护 6646. 64 
落叶 乔木 胸径 -20 
29 И та + 乔木 胸径 >20cm| 1o 株 | о воо (725.15 | 565. 201 63.42 | 96.53 | 580.12 
常 绿 乔 径 20с 
30 1- 241 “Жн 绿 乔 术 胸径 20em| м Озу | 658. 12 |513. 84| 61.54 | 82.74 | 526.50 
31 1-277*272 灌木 高 度 250cm 以 上 10 株 | 1.700 | 211.81 | 74.00 | 61.20 | 76.61 | 360.08 
32 1-245*7 落叶 乔木 胸径 5cm 以 内 | 10 株 | 0.400 | 280. 32 |157.20| 45.74 | 77.38 | 112.13 
33 1-245ж2 落叶 乔木 胸径 5cm 以 内 | 10 株 | 1.000 | 280. 32 |157. 20| 45.74 | 77.38 | 280. 32 
34 1- 2762 灌木 高 度 250cm 以 内 10 株 | 0.100 | 141.49 | 49.36 | 40.80 | 51.33 | 14.15 
35 1- 2452 落叶 乔木 胸径 5ст 以 内 | ПОНЕ | 0.300 | 280. 32 |157. 20| 45.74 | 77.38 | 84.10 
36 1- 2452 落叶 乔木 胸径 бст 以 内 | 10 株 | 0.300 | 280. 32 |157. 20| 45.74 | 77.38 | 84.10 
求 形 Ж 45 150 
37 Пи Е СТ 10 株 | 0.600 | 226. 69 |108. 16| 52.64 | 65.89 | 136.01 
38 1-245* 引 落叶 乔木 胸径 5cm 以 内 | 10 Ж | 0.900 | 280. 32 | 157. 20| 45.74 | 77. 38 | 252.29 
39 П1-276*2 灌木 高 度 250cm 以 内 10 株 | 0.200 | 141.49 | 49.36 | 40.80 | 51.33 | 28.30 
40 |1-306* 引 地 被 植物 1002 | 8.000 | 97.63 | 40.80 | 29.25 | 27.58 | 781.04 
41 1-309%2 РЕЙ 101? | 50.000 | 68. 15 | 34.64 | 10.53 | 22.98 | 3407. 50 
в и 64859. 05 
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4.20 某 校 大 门 绿地 工程 预算 书 ( 技 术 措施 项 目 ) 




















工程 名 称 : 某 高 校 南 大 门 绿地 工程 第 1 页 共 1 页 
“| 单价 组 成 (元 ) 
序号 | 编号 名 称 单位 | 数量 单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
人 工 费 | 材料 费 机 械 费 
1 | 1-189 树 棍 桩 三 脚 桩 10 株 | 1.600 | 125.12 | 16.32 |108.80| 0.00 | 200.19 
2 | 1-199 А. рени F 胸 径 15cm| lom | 1.200 | 33.04 | 13.60 | 19.44 | 0.00 | 39.65 
3 | 1- 200, 草 强 绕 树干 胸径 20cm| lom | 1.200 | 44.96 | 19.04 | 25.92 | 0.00 | 53.95 
以 内 
合 计 293. 79 






































4.3. 


2 清单 计价 法 绿化 种 植 工程 计价 


1. 绿化 种 植 工程 项 目 综合 单价 分 析 
综合 单价 是 指 完成 一 个 规定 计量 单位 的 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 或 措施 清单 项 目 等 所 需 












































的 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 和 企业 管理 费 与 利润 ， 以 及 一 定 范围 内 的 风险 费用 。 
根据 例 4- 2 所 提供 的 绿化 工程 工程 量 清 单 见 表 4.21 和 表 4. 22， 另 根据 例 4- 7 的 背 
景 资 料 ， 现 依 此 进行 综合 单价 分 析 。 
表 4.21 某 校 大 门 绿地 分 部 分 项 工程 量 清单 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 
1 050101010001 整理 绿化 用 地 三 类 主 、 种 植 土 回填 80cm т? 600 
2 050102001001 栽植 乔木 银杏 和 6cm， 养 护 两 年 Ж 8 
3 050102001002 栽植 乔木 ЖЕН Ф15ст. 养护 两 年 株 8 
4 050102004001 栽植 灌木 кез ыз P201 ~ и 说 
5 050102001003 栽植 乔木 红 枫 D5cm， 养 护 两 年 株 4 
6 050102001004 栽植 乔木 ЗВ ЛХ D5cm， 养护 两 年 株 10 
7 | 050102004002 栽植 灌木 Е таа Але 株 1 
8 050102001005 栽植 乔木 № D5cm， 养 护 两 年 Ж 3 
9 050102001006 栽植 乔木 红 梅 D5cem， 养 护 两 年 株 3 
10 | 050102004003 栽植 灌木 Она поща 株 6 
11 | 050102001007 栽植 乔木 ЖЩ D5cm， 养护 两 年 株 9 
12 | 050102004004 栽植 灌木 м 60а 株 2 
13 | 050102008001 栽植 花卉 ЕЕ ІЛ. 0 一 1. 5m， 养 护 两 年 Ж 2400 
14 | 050102012001 铺 种 草皮 百 莫 大， 满 铺 ， 养 护 两 年 п 500 
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#4202 某 校 绿地 技术 措施 项 目 清单 














序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 
1 050404002001 草 强 绕 树 干 胸径 15cm， 所 绕 树干 高 度 1. 5m 株 8 
2 050404002002 草 强 绕 干 胸径 15cm， 所 绕 树干 高 度 1. 5m 株 8 
3 050404001001 树木 支撑 架 ШШ. 三脚 桩 株 16 

















1) 整理 绿化 用 地 综合 单价 分 析 
整理 绿化 用 地 包括 绿地 平整 与 种 植 土 回 填 两 项 工程 内 容 ， 整 理 绿 化 用 地 的 综合 单价 应 
包括 绿地 平整 与 种 植 土 回填 两 项 费用 。 
(1) 绿地 平整 : 套用 定额 1- 210， 定 额 工程 量 为 60(10m ) 。 
人 工 费 : 15. 24 元 /10m2; 
材料 费 : 0 元 /10m; 
机 械 费 ，0 元 /10m?; 
管理 费 ，15. 24X13% 二 1. 98( 元 /10m?); 
利润 15. 24X22%==3. 35( 元 10/m?)。 
小 计 : 15. 24 十 0 十 0 十 1. 98 十 3. 35=20. 57( 元 /10m2) 。 
(2) 种 植 土 回 填 : 套用 定额 4- 63 换 。 定 额 工程 量 为 600X0. 8/10=48(10т#)„ 
人 工 费 ，23. 59 元 /10mz ; 
材料 费 : 250 元 /10m'( 主 材 价格 需要 补充 ， 种 植 土 材 料 市 场 价格 为 25 元 /mm ); 
机 械 费 : 0 元 /10m 
管理 费 ，23. 59130 =3. 07076/10т?); 
ИН: 23.59 220 =5.19(76/10т?), 
УЙГ: 23. 59 十 250 十 0 士 3. 07-5. 19=281. 85( 元 /10ms ) 。 
3) 整理 绿化 用 地 综合 单价 。 清 单 工 程 量 为 600m 。 
"3%: (15.24Х 60-23. 59 48) /600=3. 41( 元 /mz2 ) ; 
料 费 ，250X48/600 王 20( 元 /m2 ); 
ИЖ: 0 元 /mm ; 
理 费 ; (1.9860+-3. 0748) /600--0. 44( 元 /m?); 
: (3.35X60 十 5. 19X48)/600 二 0.75( 元 /mi ) 。 
单价 ，3. 41 十 20 十 0 十 0. 44 十 0.75 一 24. 60( 元 /m2 ) 。 
绿化 用 地 综合 单价 分 析 表 见 表 4. 23。 
表 4.23 整理 绿化 用 地 综合 单价 分 析 表 
计量 па 综合 单价 (元 ) 合计 
单位 人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 | 利润 | 小 计 | (元 
050101010001| 整理 绿化 用 地 | п? | 600 | 3.41 | 20.00 | 0.00 | 0.44 | 0.75 | 24.60 | 14760. 00 
1-210 绿地 平整 100 | 60 | 15. 24 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 3.35 | 20.57 | 1234. 20 
4-63 回填 土 ( 松 填 ) | 1008 | 48 | 23. 59 |250.00| 0.00 | 3.07 | 5.19 |281. 85| 13528. 80 
注 : 表 中 的 数据 小 数 点 按 四 舍 五 人 法 取 两 位 小 数 ， 整理 绿化 费用 合计 为 600 关 24. 60 = 14760. 00 
(元 )， 与 绿地 平整 和 回填 土 合 计 1234. 20 十 13528. 80=14763. 00( 元 ) 存 在 微小 的 偏差 ， 是 因 小 数 
点 取 位 所 致 .) 
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2) 栽植 银杏 综合 单价 分 析 

栽植 银杏 工程 包括 栽植 、 养 护 两 项 工程 内 容 。 

а) 栽植 银杏 带 土 球 : 套用 定额 1- 61 换 。 定 额 工程 量 0. 8(10 В, 
ЛЛ: 745. 60X1. 34 一 999. 10( 元 /10 Ж); 

材料 费 : 14.75 元 /10 Ж; 

ЕМ. 20000 元 /10 株 ; 

ЖИ: 322. 03 元 /10 Ж; 

管理 费 : (999. 10 十 322. 03) Х13%=171. 75( 元 /10 Ж); 

利润 : (999. 10 十 322. 03) Х22% =290. 65( 元 /10 Ж). 

ЛУ: 999. 10 十 14. 75 十 20000 十 322. 03 十 171. 15 十 290. 65 一 21797. 68( 元 /10 Ж). 
(2) 养护 落叶 乔木 银杏 ， 养 护 两 年 ， 套 用 定额 1- 247* 2。 定 额 工程 量 0. 8(10 Ж). 
人 工 费 ，282. 61Х2=565. 22( 元 /10 ВО; 

材料 费 ，31. 71х2--63. 42( 元 /10 Ж); 

ВИИ: 48.27х2--96. 54( 元 /10 Ж); 

ЭШ. (565. 22 十 96. 54) 139 -- 86. 03( 元 /10 Ж); 

ЯИН: (565. 22 十 96. 54) X22% 二 145. 5800/10). 

ДУЖ: 565. 22 十 63. 42 十 96. 54 十 86. 03-Е 145. 58--956. 79( 元 /10 Ж). 
(3) 栽植 银杏 综合 单价 。 清 单 工 程 量 为 8 株 。 

ЛТА. (999. 10X0. 8 十 565. 220. 8) /8-- 156. 43( 元 / 株 ); 

材料 费 ，(14.75X0. 84+-20000 ХО. 8 十 63. 42 х0. 8) /8= 2007. 82( 元 / 株 ); 
机 械 费 ; (322. 0320. 8 十 96. 54X0. 8)/8=41. 86( 元 / 株 ); 

管理 费 ，(171. 75Ж0.8-86. 03 х0. 8)/8--25. 78( 元 / 株 ); 

利润 : (290. 65Ж0. 8+ 145. 58 х0. 8)/8 二 43. 62( 元 / 株 ) 。 

综合 单价 ，156. 43 十 2007. 82 十 41. 86 十 25. 78 十 43. 62=2275. 51( 元 / 株 ) 。 
栽植 银杏 综合 单价 分 析 表 见 表 4. 24 。 


表 4. 24 栽植 银杏 综合 单价 分 析 表 
































计量 综合 单价 (元 ) Е 
项 目 编码 项 目 名 称 单位 数量 合计 (元 ) 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 小 计 

050102001001 ”栽植 乔木 株 8 |156.43|2007.82| 41.86 | 25.78 | 43.62 |2275. 51 18207. 08 
ҖИЛ ЖОР 

1-61 换 | 球 ) 土 球 直径 140| 108 | 0.8 |999. 10 (20014.79 322.03 | 171.75 | 290. 65 21797. 6817438. 14 
以 内 三 类 土 栽植 

1-247X2 di ee 10% | 0.8 |565.22| 63.42 | 96.54 | 86.03 | 145.58 | 956.79 | 765.43 



































3) 栽植 金 桂 综 合 单价 分 析 
栽植 金 桂 综合 单价 分 析 表 见 表 4. 25, 
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表 4.25 栽植 金 桂 综合 单价 分 析 表 




















на 综合 单价 (元 ) 
项 目 编码 | 。 项 目 名 称 | 单位 | 数量 合计 (元 ) 
Ата иня мня нея нн | 小 计 
050102004001 栽植 灌木 株 17 | 24.17 |456. 49| 16.99 | 5.35 | 9.06 |512.06| 8705. 02 
栽植 灌木 ( 带 
5] | 4% 
1-82 #% нта 10 株 | 1.7 |167. 66 4503. 69 92. 96 | 33. 88 | 57. 34 4855.53 8254. 40 
Ен 
1-277Ж2 浴 木 高 度 10 株 | 1.7 | 74.02 | 61.22 | 76.92 | 19.62 | 33.21 |264.99| 450.48 


250cm 以 上 
































4) 栽植 常春 芯 综 合 单价 分 析 














栽植 常春 蔷 综 合 单价 分 析 表 见 表 4. 26。 
表 4.26 栽植 常春 芯 综 合 单价 分 析 表 
计量 综合 单价 (元 ) _ 
项 目 编码 项 目 名 称 单位 数量 合计 (元 ) 
人 工 费 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 ， 利润 | 小 计 
050102008001| ”栽植 花卉 # | 2400 | 0.34 | 0.65 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 1.24 | 2976. 00 
栽植 花卉 草 
1-123 换 | 本 花 三 类 二 I100 株 | 24 | 20:27-|55.44 0 2.63 | 4.46 | 82.80 | 1987.20 
栽植 
1-306X2 地 被 植物 1002 | 8 |40.80 | 29.24 | 27.58 | 8.89 | 15.04 |121.55| 972.40 
































5) 栽植 百 莫大 综合 单价 分 析 
栽植 百 茶 大 综合 单价 分 析 表 见 表 4. 27。 


表 4.27 栽植 百慕大 综合 单价 分 析 表 




















计量 综合 单价 (元 ) 
项 目 编码 | 。 项 目 名 称 | 单位 | 数量 合计 (元 ) 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 小 计 
050102012001| ” 铺 种 草皮 ш? 500 | 10.20 | 5.70 | 2.30 | 1.63 | 2.75 | 22.58 | 11290. 00 
1- 194 a 100m| 5 |674.29|464.75 0 87. 66 |148. 341375. 04 6875. 20 
1- 309 «2 с 10п2 | 50 | 34.62 | 10.52 | 22.98 | 7.49 | 12.67 | 88.28 | 4414. 00 
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6) 草 强 绕 银杏 综合 单价 分 析 


草 绳 绕 银 杏 综合 单价 分 析 表 见 表 4. 28。 
表 4.28 草 强 绕 银杏 综合 单价 分 析 表 


第 4 前 “绿化 种 植 工程 计量 与 计价 



























































计量 综合 单价 (元 ) 
项 目 编码 项 目 名 称 单位 数量 合计 (元 ) 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 ли 
050404002001| НЕ 株 8 | 2.86 | 3.89 0 0.37 | 0.63 | 7.75 | 62.0 
_ 草 强 绕 树 十 90 д | 1.63 
1- 200 胸径 20cm 以 内 10т | 1.2 | 19.04 | 25.92| 0 2.48 | 4.19 | 51.63 | 61.96 
7) 树木 支撑 架 合 单价 分 析 
树木 支撑 综合 单价 分 析 表 见 表 4. 29。 
表 4. 29 树木 支撑 综合 单价 分 析 表 
计量 综合 单价 (元 ) 
项 目 编码 项 目 名 称 单位 数量 合计 (元 ) 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 小 计 
050901001001| “树木 支撑 架 株 | 16 | 1.63. 10.88 | 0 0.21 | 0.36 | 13.08 | 209. 28 
1- 189 И аа ш 10 株 17 1.6 | 16.32 | 108. 80| 0 2.12 | 3.59 |130.83| 209.33 
= 











2. 绿化 种 植 工程 工程 量 清单 计价 
某 校 大 门 绿地 工程 投标 报价 书 见 表 4. 30 一 表 4. 37。 
表 4.30 某 校 大 门 绿地 工程 投标 报价 书 封面 
































编制 时 间 : 年 月 日 














投标 总 价 

建设 单位 : 
工程 名 称 : 某 校 大 门 绿地 工程 
投标 总 价 (小 写 ) : 74765. 30 元 

(大 写 ): 类 万 肆 任 类 佰 陆 拾 伍 元 会 角 
投标 人 : (单位 盖 章 ) 
法 定 代 表 人 : (签字 或 盖 章 ) 
编制 人 : (签字 及 盖 执 业 专用 章 ) 
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Жаз 某 校 大 门 绿地 工程 投标 报价 编制 说 明 





编制 说 明 
一 、 工 程 概况 
本 工程 是 某 校 大 门 绿地 工程 ， 位 于 某 市 环 城北 路 。 绿 地 面积 600m* ， 工 程 内 容 有 乔木 、 灌 木 、 地 被 、 
草坪 的 种 植 与 养护 。 
二 、 编 制 依据 


. 某 高 校 南大 门 绿地 工程 施工 图 纸 。 
. 《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》(2010 版 ) 。 
. 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 。 
. 《浙江 省 施工 机 械 台 班 费用 定额 参考 单价 》(2010 版 ) 。 
. 材料 价格 按 浙江 省 2012 年 第 5 期 信息 价 。 
. 人 工 价格 按 定额 价 。 
三 、 编 制 说 明 
1. 本 工程 规 费 按 浙 江 省 建设 工程 施工 取 费 定额 计 取 ， 农 民工 工伤 保险 费 按 0. 114% 计 取 ; 税金 按 市 
区 税金 3. 577% 计 取 。 
2. 本 工程 综合 费用 按 单独 绿化 工程 三 类 中 值 考虑 ; 取 费 基数 为 人 工 费 十 机 械 费 。 
з 安全 文明 施工 费 、 建 设 工程 检验 试验 费 、 已 完工 程 及 设备 保护 费 、 二 次 搬运 费 均 按 《 浙 江 省 建设 
I 程 施工 取 费 定额 》(2010 版 ) 相 应 的 中 值 计 入 。 
4. 苗木 养护 按 两 年 考虑 。 
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表 4.32 某 校 大 门 绿地 单位 工程 报价 汇总 表 
工程 名 称 : 某 校 大 门 绿地 工程 









































序号 内 容 报价 合计 (元 ) 
= 分 部 分 项 工程 量 清单 69712. 27 
措施 项 目 清单 (1 十 2) 865. 81 
1 组 织 措施 项 目 清单 549. 13 
2 技术 措施 项 目 清单 316. 68 
三 其 他 项 目 清 单 0.00 
四 规 费 (3 十 4 十 5) 1605. 22 
3 排污 费 、 社 保费 、 公 积 金 1523. 56 
4 危险 作业 意外 伤害 保险 费 0.00 
5 民工 工伤 保险 费 [( 一 十 二 十 三 十 3 十 4)X0. 114%] 81. 66 
五 税金 [( 一 十 二 十 三 十 四 )X3.577%] 2582. 00 
六 总 报价 (一 十 二 十 三 十 四 十 五 ) 74765. 30 























总 报价 (大 写 ) : 类 万 肆 任 业 佰 陆 拾 伍 元 会 角 
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习 题 
一 、 填 空 题 
1. 树木 支撑 形式 主要 有 5 я А ч 和 
等 。 
2. 乔木 是 指 树 身高 大 、 具 有 的 树木 ， 由 根部 发 生 独 立 的 主干 ， 树 干 和 树冠 
有 明显 区 分 。 
3. 灌木 是 指 没有 明显 的 主干 、 呈 。 ”的 树木 。 
4. 草坪 按 对 温度 的 生态 适应 性 分 可 分 为 5 
5， 灌 木片 植 是 指 每 块 种 植 的 绿地 面积 在 。 ШЕ. 种 植 密度 每 п ЛЖ, 
Н. 3 排 以 上 排列 的 一 种 成 片 栽植 形式 。 
二 、 选 择 题 
1. 单 排 、 双 排 绿 篇 的 工程 量 按 ( ) 计 算 。 
А. Ж В. т С. т? р. 从 
2. 栽植 色 带 的 工程 量 以 ( ) 计 算 。 
А. Ж В. т С. т? р. 从 
3. 绿地 喷灌 的 工程 量 按 ( Ж. 
А. т B. 根 С. т р. = 
4. 设计 未 注 明 土 球 直径 时 ， 乔 木 的 土 球 直径 按 胸径 的 ( ) 倍 计算 。 
A. 7 В. 6 С. $ р. 5 
5. 胸径 是 指 离 地 面 ( ) 高 处 的 树干 直径 。 
А. 1.3 В. 0.3 С О. 1.2 
6. 起 挖 或 栽植 树木 均 以 一 、 二 类 土 为 计算 标准 ， 如 为 三 类 土 ， 人工 乘 以 系数 ( у, 
А. 1. 34 В. 1.76 622 р. 1 


三 、 案 例 分 析 
1. т 如 图 36 所 示 为 绿地 整理 的 一 部 分 ， 包括 树 、 树 根 、 灌 木 从 、 竹 根 、 芦 革 根 、 草 
皮 的 清理 ， 据 统计 ， 树 与 树 根 共 有 14 株 ， 胸 径 为 10cm; 灌木 从 3 А. 高 1.5m; ИВО 
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株 ， 根 盘 直 径 5cm; 芦苇 1707, (5 1. бт; 草皮 85m* ,高 25cm。 按 清单 计价 规范 编制 工 












































程 量 清 单 。 
2. 图 4. 37 所 示 为 一 个 绿化 用 地 ， 该 地 为 一 个 不 太 规则 的 绿地 ， 土 壤 为 二 类 土 ， 弃 酒 
50m， 绿 地 整理 厚度 土 20cm。 按 清单 计价 规范 编制 工程 量 清单 。 
3. 如 图 4. 38 所 示 为 某 屋 项 花园 ， 水 泥 砂 浆 找平 层 厚 150mm, 干 铺 油 息 一 层 ， 陶 料 过 
滤 层 厚 40mm， 需 填 种 植 土壤 150mm。 按 清单 计价 规范 编制 工程 量 清单 。 
2100 | 2200 | 
| Т 
== 12000 1900 800) 
图 4.37 绿化 用 地 示意 图 图 4.38 屋顶 花园 示意 图 
4. 栽植 灌木 : 海棠 种 植 (高 65cm， 冠 幅 80cm， 带 土 球 ， 三 类 土 );， 养 护 一 年 。 按 定额 
项 目 对 海棠 的 清单 项 目 进行 综合 单价 计算 (管理 费 、 利 润 各 为 人 工 费 与 机 械 费 之 和 的 12%， 


计算 过 程 均 保留 两 位 小 数 )。 
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园 路 园 桥 工程 计量 与 计价 


园 路 园 桥 工程 是 园林 工程 中 硬 质 景观 的 主要 构成 部 分 。 园 路 作为 园林 的 脉络 ， 是 联系 
各 景区 和 景点 的 纽带 ， 它 组 织 着 园林 景观 的 展开 和 游人 观赏 程序 ， 游 人 沿 着 园 路 方向 行 
走 ， 使 园林 景观 序列 一 幕 幕 地 推演 ， 游 人 通过 对 景色 的 观赏 ， 在 视觉 、 听 觉 、 噢 觉 等 方面 
获得 美的 享受 。 园 林 中 的 园 桥 具有 三 重 作用 : 一 是 悬空 的 道路 ， 有 组 织 游览 路 线 和 交通 功 
能 ， 并 可 变换 游人 观 景 的 视线 角度 ; 二 是 凌空 的 建筑 ， 不 但 点 组 水景， 其 本 身 常 常 就 是 园 
林 一 景 ， 在 景观 艺术 上 有 很 高 价值 ， 往 往 超过 其 交通 功能 ; 三 是 分 隔 水 面 ， 增 加 水 景 层 
次 ， 被 赋予 构 景 的 功能 ， 在 线 (路 ) 与 面 (水 ) 之 间 起 中 介 作 用 。 

在 国家 标准 《园林 绿化 工程 工程 量 计算 规范 ) (GB 50858 一 2013) 规 定 下 ， 园 路 园 桥 工 
程 如 何 正确 列 项 ? 在 《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》(2010 版 ) 中 园 路 园 桥 
工程 如 何 正 确 列 项 ?如 何 进行 园 路 园 桥 工程 定额 子 目的 套用 与 换算 ? 如 何 进行 园 路 园 桥 工 
程 定额 计价 与 清单 计价 ?这些 问题 都 是 我 们 学 习 本 章 要 理解 和 掌握 的 问题 。 


Феня ) 
1. 掌握 园 路 、 园 桥 的 类 型 与 材料 。 


2. 掌握 园 路 园 桥 工程 工程 量 清单 和 工程 量 清单 计价 表 的 编制 。 
3. 掌握 园 路 园 桥 工 程 定额 工程 量 的 计算 规则 、 定 额 套用 与 换算 以 及 预算 书 的 编制 。 





人 ) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
(1) 掌握 园 路 园 桥 工程 的 施工 工艺 
нави (2) ВАЛИ акаа 





(1) 熟悉 园 路 园 桥 工程 施工 图 


ШЖ ШИК ТЯ ЗЕ | о 学 据 园 路 因 析 工程 清单 项 目的 设置 方法 及 | 。 园 路 国 桥 工 程 量 清单 


单 编制 




















清单 编制 
ищут яз О) 掌握 轩 路 园 析 工程 综合 单价 的 组 价 与 计算 | 。 综合 单价 分 析 
单 计价 表 的 编制 (2) 熟悉 园 路 园 桥 工程 清单 计价 表 的 内 容 чета 
园 路 园 桥 工程 定额 (1) 理解 园 路 园 桥 工程 定额 工程 量 计算 规则 园 路 园 桥 定额 
工程 量 计算 (2) 掌 担 园 路 园 桥 工程 定额 工程 量 的 计算 > 
园 路 园 桥 工程 定额 | (1) 掌握 园 路 园 桥 工 程 定额 套用 换算 
的 套 取 与 换算 (2) 熟悉 各 种 换算 系数 及 其 使 用 方法 
мы 热 悉 园 路 园 桥 工程 预算 书 的 编制 及 内 容 工程 预算 书 
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гач 


A \ 
园林 工程 计量 与 计价 


ВЧ 基本 概念 


旋 脸 石 : 石 券 最 外 端的 一 图 旋 石 。 

金刚 墙 : 券 脚 下 的 垂直 承重 墙 ， 又 称 平水 墙 ， 是 一 种 加 固 性 质 的 墙 。 古 建筑 对 凡是 看 
不 见 的 加 固 墙 都 称 为 金刚 墙 。 

石 桥 面 榴 板 : 钉 在 石 桥 面 榴 口 处 起 封闭 作用 的 板 。 


за 





混凝土 压 模 地 坪 
某 园林 设计 院 承接 了 一 个 城市 滨江 公园 的 景观 设计 项 目 ， 公 园 定 位 为 “城市 生态 客厅 、 文 化 客厅 ”， 
工程 内 容 包括 绿化 、 道 路 与 铺 装 、 亭 席 、 景 墙 、 水 电 等 内 容 ， 绿 地 面积 证 80%， 硬 质 铺 装 面积 占 18%， 
建筑 面积 占 2%。 业 主因 资金 比较 紧张 ， 要 求 每 平方 米 造价 控制 在 -200. 元 以 内 ， 但 同时 又 能 实现 集 城市 
绿化 、 文 化 娱乐 、 休 闲 旅游 、 赏 景观 江 、 公 共 游 笋 为 一 体 的 城市 公园 。 园 林 设计 师 们 经 过 几 次 讨论 ， 形 
成 了 两 种 类 型 的 方案 : 一 类 方案 是 能 实现 公园 的 功能 ， 但 造价 超过 了 业主 的 要 求 ; 另 一 类 方案 则 是 造价 
达到 了 业主 要 求 ， 但 公园 功能 有 所 欠缺 。 为 此 ， 园 林 设 计 师 向 造价 工程 师 咨 询 。 造 价 工程 师 仔 细 分 析 研 
究 后 ， 给 园林 设计 师 提 出 了 建议 : 建议 在 第 一 种 类 型 方案 的 基础 上 进行 修改 ， 只 需 把 醒 质 铺 装 面 层 材料 
与 形式 做 些 调整 ， 将 50 厚 花岗岩 与 150 厚 东 湖 石 换 成 绿色 环保 艺术 地 坪 一 一 混凝土 压 模 地 坪 ( 图 5. 1)。 
混凝土 压 模 地 坪 可 形成 各 种 图 形 美 观 自然 色彩 真实 持久 、 质 地 坚固 耐用 的 砖 块 、 石 材 、 木 材 乃 至 大 理 
石 等 的 效果 ， 而 且 成 本 只 是 石材 成 本 的 10 如 二 20%% 左 右 。 这 样 既 实 现 了 公园 的 功能 ， 也 满足 了 业主 对 造 
价 的 要 求 。 








图 5.1 混凝土 压 模 地 坪 





[5.1 园 路 园 桥 工 程 
































中 国 园 林 是 一 种 自然 山水 式 园林 ， 追 求 天 然 之 趣 。 在 中 国 造 园艺 术 中 ， 将 植物 配置 在 
1 内 ,模拟 大 自然 中 的 美景 ， 经 过 人 为 的 加 工 、 提 炼 和 创造 ， 形 成 赏 心 悦 
4 园林 美景 。 同 时 ， 也 在 造 园 设计 中 添加 园 路 、 园 桥 、 假 山 及 园林 小 品 等 造 


















































第 5 意 ” 园 路 园 桥 工程 计量 与 计价 























司 要素 ， 使 整个 造 园 更 富 于 变幻 ， 更 形似 自然 而 超 于 自然 ,更 迎合 人 们 游玩 、 欣 赏 的 需 
求 ， 形 成 “可 观 、 可 行 、 可 游 、 可 居 ” 的 整体 环境 。 

















5.1.1 园 路 























园 路 指 园 林 中 的 道路 工程 ， 包 括 园 路 布局 、 路 面 
层 结构 和 地 面 铺 装 等 的 设计 ， 如 图 5. 2 一 图 5.4 所 示 。 
园林 道路 是 园林 的 组 成 部 分 ， 起 着 组 织 空间 、 引 导游 
览 、 交 通联 系 并 提供 散步 休息 场所 的 作用 。 它 像 脉 络 
一 样 ， 把 园林 的 各 个 景区 联 成 整体 。 园 路 本 身 又 是 网 й 
林 风 景 的 组 成 部 分 ， 蚁 星 起 伏 的 曲线 ， 丰 富 的 寓意 
精美 的 图 案 ， 都 给 人 以 美的 享受 。 


















































图 5.3 卵石 拼花 路 面 图 5.4 ЖЕНИ 


1. 园 路 类 型 

一 般 绿地 的 园 路 分 为 以 下 几 种 。 

(1) 主要 道路 : 联系 园 内 各 个 景区 、 主 要 风景 点 和 活动 设施 的 路 。 通 过 它 对 园 内 外 景 
色 进 行 组 织 ， 以 引导 游人 欣赏 景色 。 主 要 道路 联系 全 园 ， 必 须 考 虑 通行 、 生 产 、 救 护 、 消 
防 、 旅 游 车 辆 等 因素 。 

(2) 次 要 道路 ( 支 路 ): 设 在 各 个 景区 内 的 路 ， 它 联系 各 个 景点 ， 对 主 路 起 辅助 作用 。 
考虑 到 游人 的 不 同 需要 ， 在 园 路 布局 中 ， 还 应 为 游人 开辟 由 一 个 景区 到 另 一 个 景区 的 
捷径 。 
(3) 小 路 : 又 称 游 步道 ， 是 深入 到 山 间 、 水 际 、 林 中 、 花 丛 供 人 们 漫步 游 赏 的 路 ， 含 
林 荫 道 、 滨 江道 和 各 种 休闲 小 径 、 健 康 步道 。 双 人 行 小 路 宽度 为 1. 2 一 1. 5m， 单 人 行 小 路 
宽度 为 0.6 一 1m。 健 康 步 道 是 近年 来 流行 的 足 底 按摩 健 身 方式 。 通 过 行走 卵石 路 能 够 按摩 
足 底 穴位 ， 达 到 健身 目的 ， 且 不 失 为 园林 一 景 。 
(4) 园 务 路 : 为 便于 园 务 运输 、 养 护 管理 等 的 需要 而 建造 的 路 。 这 种 路 往往 有 专门 的 
人 入口， 直通 公园 的 仓库 、 餐 馆 、 管 理 处 、 杂 物 院 等 处 ， 并 与 主 环 路 相通 ， 以 便 把 物资 直接 
运往 各 景点 。 在 有 古 建 筑 、 风 景 名 胜 处 ， 园 路 的 设置 还 应 考虑 消防 的 要 求 。 

(5) 停车 场 : 园林 及 风景 旅游 区 中 的 停车 场 应 设 在 重要 景点 进出 口 边缘 地 人 带 及 通 向 尽 
端 式 景点 的 道路 附近 ， 同 时 也 应 按照 不 同类 型 及 性 质 的 车 辆 分 别 安排 场地 停车 ， 其 交通 路 
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线 必 须 明 确 。 在 设计 时 要 综合 考虑 场 内 路 夯 
































结构 、 绿 化 、 照 明 、 排 水 及 停车 场 的 性 质 ， 配 
置 相 应 的 附属 设施 。 
不 同 级 别 的 园 路 宽度 见 表 5.1. 
#51 园 路 宽度 

вая Езерата 

2 2—10 10—50 50 
主 路 (m) 2.0~3.5 2.5—4.5 3.5—5.0 5.0—7.0 
支 路 Cm) 1.2—2.0 2.0—3.5 2.0—3.5 3.5—5.0 
小 路 (m) 0.9~1.2 0.9~2.0 1.2~2.0 1. 2 一 3.0 



































5.5 园 路 结构 


排水 。 





1, 3 


园 路 结构 如 图 5. 5 所 示 。 
(1) 面 层 : 路 面 最 上 的 一 
层 来 说 ,又 可 分 为 保护 层 、 磨 耗 层 、 承 重 
层 。 它 直接 承受 人 流 、 车 辆 
雨 、 寒 、 暑 等 气候 作用 的 影响 。 因 此 要 求 








F 稳 、 耐 磨 ， 有 一 定 


ж. 便于 清扫 。 
(2) 结合 层 : 采用 块 料 铺 筑 面 层 时 在 面 层 和 基层 之 间 的 一 层 ， 用 于 结合 、 找 平 、 


(3) 基层 : 在 路 基 之 上 ; 它 一 方面 承受 由 面 层 传 
基 ， 因 此 要 有 一 定 的 强度 ,一般 用 碎 ( 砾 ) 石 、 灰 土 或 各 种 矿物 废渣 等 筑 成 。 
(4) 路 基 : 路 面 的 基础 。 它 为 园 路 提供 一 个 平整 的 基 面 ， 承 受 路 面 传 下 来 的 荷载 ， 并 


保证 路 面 有 足够 的 强度 和 








下 来 的 荷载 ， 一 方面 





д. ЖИВИ 


ОЕ 


和 粗糙 度 ， 少 





把 荷载 传 给 路 


定性 。 如 果 路 基 的 稳定 性 不 良 ， 应 采取 措施 ， 以 保证 路 面 的 使 


用 寿命 。 此 外 ,要 根据 需要 ， 做 好 道 牙 、 雨 水 井 、 明 沟 、 台 阶 、 碟 磋 、 种 植 池 等 附属 工程 


的 设计 工作 。 
3， 园 路 路 面 





园 路 按 路 面 的 材质 不 同 、 形 式 不 同 、 要 求 不 同 可 分 8 种 ， 如 图 5. 6 一 图 5. 13 所 示 。 





图 5.6 石板 路 面 
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图 5.7 


混凝土 砖 路 面 


Е 5. 11 


卵石 路 面 


Шай 园 路 园 桥 工程 计量 与 计价 





图 5.12 彩色 沥青 路 面 


图 5.13 Жали 





а) 石 质 路 面 : Ч, ЗАТ, ЖА, ЖЖ, И, т, ЖА, НИ 


而 等 ， 
(2) 混凝土 路 

















混凝土 预制 块 谋 草 、 
(3) 卵石 路 面 : 
色 、 黑 色 等 ， 按 材质 分 有 普通 卵石 、 雨 花石 等 。 





тї. 普通 混凝土 名 





混 凝 4 











$ 








ТА. ж 























色 卵 石 、 卵 石 冰 梅 等 路 面 按 颜色 分 有 褐色 、 米 





块 (石板 形 、 冰 梅 形 等 )、 斩 假 石 、 混 凝 土 预 制 块 铺 装 、 
上 预制 软 石 铺 装 块 、 混 凝 土 预制 块 谋 软 石 路 面 等 。 


色 、 白 
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(4) 


(5) 陶 制品 路 面 ， 广场 砖 、 陶 土 砖 路 面 等 。 


砖 铺路 











而 : 京 砖 (又 称 金 砖 、 经 砖 )、 黄 道 砖 、 八 五 砖 、 海 线 砖 铺 设 等 路 











Е 













































































(6) 花街 铺 地 路 面 : 用 小 青 瓦 、 砖 和 碎 缸 片 、 碎 瓷 片 、 碎 石 片 、 卵 石 等 材料 单独 或 组 
и аи 

(7) 混合 铺 地 路 面 : 用 多 种 路 面 材 料 ， 经 设计 组 合 而 成 的 路 面 。 

(8) 特殊 使 用 功能 路 面 : 按 相应 使 用 功能 要 求 选择 路 面 材料 ， 如 塑胶 地 坪 面 、 健 身 

4. 园 路 施工 

园林 工程 中 园 路 的 施工 内 容 包括 放样 、 挖 填 土 方 、 地 基 夯 实 、 标 高 控制 、 修 整 路 槽 、 
铺设 热 屋 、 场 内 运输 、 铺 设 面 层 、 嵌 颖 修补、 养护 、 清 理 场 地 、 路 边 地 形 整理 等 。 园 路 应 
线形 流畅 、 优 美 舒展 ， 路 面 形 状 、 尺 度 、 材 料 的 质感 及 色 质 等 应 与 周边 环境 相 协调 。 








于 路 应 尽量 








用 自然 排水 ， 坡 地 面 为 防止 水 土 流失 ， 可 置 景 石 挡 士 ， 登 山道 可 采用 明 





边 沟 排 水 。 边 沟 可 采用 混凝土 、 块 石 、 石 板 、 卵 石 等 材料 砌 筑 。 


石材 园 路 踏步 铺设 要 求 垫 层 夯 实 、 稳 固 、 周 边 平 直 ， 棱 角 完 整 ， 接 缝 在 5mm 以 下 ， 





乔 压 尺寸 应 不 少 于 15mm。 应 有 1%~2% 的 向 下 坡度 ;以 防 积 水 及 冬季 结 冰 。 


5.1.2 ЕВ 
园 桥 是 指 在 
创作 里 面 








桥 (图 5. 
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ij， 引水 筑 池 ， 在 水 面 上 建造 的 可 让 游人 通行 的 桥梁 。 
辐 林 中 的 桥 一 








园林 造 园艺 术 中 ,将 有 限 的 空间 表达 出 深 窒 的 意境 ， 把 主观 因素 纳入 艺术 





般 常 采用 拱桥 (图 5. 14) 、 亭 桥 (图 5.15), ЛЕС 5.16, № 5. 17), У 





18), РС 5. TI9) 等 多 种 类 型 。 








图 5.16 廊 桥 ( 仙 居 桥 ) 图 5.17 廊 桥 (三 条 桥 ) 


Шай 园 路 园 桥 工 程 计 量 与 计价 





В 5.18 平 桥 ( 九 曲 桥 ) 图 5.19 汀 步 


园林 拱桥 一 般 用 钢筋 混凝土 、 条 石 或 砖 等 材料 砌 筑 成 圆 形 券 洞 ， 有 半圆 形 券 、 双 圆 形 


券 、 弧 状 形 券 等 。 券 数 以 水 面 宽 度 而 定 ， 有 单 孔 、 双 孔 、 三 孔 等 。 亭 桥 是 在 桥 上 置 亭 ， 除 
了 纳凉 避 雨 、 驻 足 休 息 、 凭 栏 暴 望 外 ,还 使 桥 的 形象 更 为 丰富 多 彩 ， 如 杭州 西湖 “ 曲 院 风 


荷 ” 的 玉带 晴 虹桥 。 











面 的 层次 和 进深 。 


用 在 水 面 较 浅 的 溪 谷 。 桥 的 墩 座 常用 天 然 块 石 砌 筑 ， 可 不 设 栏 。 折 线形 平 桥 是 为 了 克服 平 
桥 长 而 直 的 单调 感 ， 取 得 更 多 的 变化 ,使 人 行 其 上 ， 情 趣 横生 ， 增 加 游 赏 趣味 ， 一 般 用 于 
较 大 的 水 面 之 上 。 杭 州 西湖 “三 潭 印 月 ”的 九 曲 桥 ， 不 仅 曲 折 多 变 ， 而 且 在 桥 的 中 间 及 转 
折 的 宽阔 处 布置 了 四 方 亭 和 三 角 亭 各 一 座 ， 游 人 可 随 桥 面 的 转折 与 起 伏 不 断 变换 观赏 角 














度 ， 丰 富 了 景观 效果 。 





在 园林 造 园艺 术 上 ， 狭 窄 水 面 上 经 常 采 用 “ 汀 步 ”的 形式 来 解决 游人 的 来 往 交 通 。 汀 


廓 桥 由 于 桥 体 一 般 较 长 ， 桥 上 再 架 以 廊 ， 在 组 织 园 景 方面 既 分 隔 了 空间 ， 又 增加 了 水 


平 桥 分 单 跨 平 桥 和 折线 形 平 桥 两 种 。 单 跨 平 桥 简洁 、 轻 快 、 小 巧 ， 由 于 跨度 较 小 ， 多 

















步 的 作用 类 似 于 桥 ， 但 它 比 桥 更 临近 水 面 。 


15.2 园 路 园 桥 工 程 计 量 


5.2.1 园 路 园 桥 工 程 工程 量 清单 的 编制 





园 路 
项 , 包括 


桥 工 程 项 目 按 


El 





ЕП 




















) 园 路 园 桥 清 单项 目 


(1) 路 牙 。 路 牙 是 指 用 辫 打 成 长 条 形 的 石 


材 、 混 凝 土 预制 的 长 条 形 而 


《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50858 一 2013) 附 录 B 列 


路 园 桥 工 程 、 驳 岸 护岸 两 个 小 节 ， 共 19 个 清单 项 目 。 
. 园 路 园 桥 清 单项 目 列 项 





J 块 或 砖 ， 铺 装 在 道 























路 边缘 ， 起 保护 路 面 的 作 





构件 。 机 制 标准 砖 平 道 牙 





铺 装 路 牙 有 立 栽 和 侧 栽 两 种 形式 。 路 牙 一 般 用 Е 5.20 道 牙 形式 
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砖 或 混凝土 制 成 ， 在 园林 也 可 用 瓦 、 大 卵石 等 制 成 。 其 中 设置 在 路 面 边 缘 与 其 他 构造 带 分 
界 的 条 石 称 为 路 缘 石 。 

(2) 树 池 围 牙 、 盖 板 。 树 池 是 指 当 在 有 铺 装 的 地 面 上 栽种 树木 时 ， 应 在 树木 的 周转 
保留 一 块 没 有 铺 装 的 土地 ， 通 常 把 它 称 为 树 池 或 树 穴 。 树 池 有 平 树 池 和 高 树 池 两 种 ， 包 
到 5. 21 所 示 。 



























































树 池 围 牙 





图 5.22 БН 


平 树 池 : 树 池 池 壁 的 外 缘 的 高 程 与 铺 装 地 面 的 高 程 相 平 。 池 壁 可 用 普通 机 砖 直 埋 ， 也 
可 以 用 混凝土 预制 。 树 池 周 围 的 地 面 铺 装 可 向 树 池 方 向 做 排水 坡 。 最 好 在 树 池内 装 上 格 
栅 ， 格 机 要 有 足够 的 强度 ,不 易 折 断 ， 地 面 水 可 以 通过 格 栅 流入 树 池 。 可 在 树 池 周 围 的 地 
面 做 成 与 其 他 地 面 不 同 颜色 的 铺 装 ， 以 防 踩踏 ， 既 是 一 种 装饰 ， 又 可 起 到 提示 的 作用 。 

高 树 池 : 把 种 植 池 的 池 壁 作成 高 出 地 面 的 树 班 。 树 班 的 高 度 一 般 为 15cm 左右 ， 以 保 
护 池 内 土壤 ， 防 止 人 们 误 入 ， 踩 实 土壤 ， 影 响 树木 生长 。 

树 池 围 牙 是 树 池 四 周 做 成 的 围 牙 ， 类 似 于 路 沿 石 ， 即 树 池 的 处 理 方法 。 树 池 围 牙 主 要 
有 绿地 预制 混凝土 围 牙 和 树 池 预制 混凝土 围 牙 两 种 。 

(3) 舱 草 砖 。 能 草 路 面 有 两 种 类 型 : 一 种 为 在 块 料 路 面 铺 装 时 ， 在 块 料 与 块 料 之 间 
留 有 空 除 ， 在 其 间 种 草 ， 如 冰 裂 纹 伐 草 路 、 空 心 砖 纹 骨 草 路 、 人 字 纹 骨 草 路 等 另 一 种 
是 制作 成 可 以 种 草 的 各 种 纹样 的 混凝土 路 面砖 。 预 制 混凝土 砌 块 按照 设计 可 以 有 多 种 形 
状 ， 大 小 规格 也 有 很 多 种 ， 也 可 做 成 各 种 彩色 的 砌 块 。 砌 块 的 形状 基本 可 分 为 实心 和 空 
心 两 类 。 

(4) 石 桥 基础 。 石 桥 基础 是 把 桥梁 自重 以 及 作用 于 桥梁 上 的 各 种 荷载 传递 至 地 基 的 构 
件 ， 主 要 有 条 形 基础 、 独 立 基 础 、 杯 形 基础 及 桩 基础 等 。 

(5) 石 桥墩 、 石 桥 台 。 石 桥墩 指 多 跨 桥梁 的 中 间 支 承 结构 ， 它 除 承 受 上 部 结构 的 荷 重 
外 ， 还 要 承受 流水 压力 、 水 面 以 上 的 风力 以 及 可 能 出 现 的 冰 荷 载 ， 船 只、 排 徐 和 漂浮 物 的 
撞击 力 。 石 桥 台 是 将 桥梁 与 路 堤 衔接 的 构筑 物 ， 它 除了 承受 上 部 结构 的 荷载 外 ， 还 承受 桥 
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头 填 土 的 水 平 压力 及 直接 作用 在 桥 台 上 的 车 辆 荷载 等 。 

(6) 拱 旋 石 。 旋 石 即 太 石 ,古代 多 称 券 石 。 石 券 最 外 端的 一 圈 旋 石 称 为 “ 旋 脸 石 ”， 
券 洞 内 的 旋 石 称 为 “内 旋 石 ”。 旋 脸 石 可 膨 刻 花纹 ， 也 可 加 工 成 光 面 。 石 券 正中 的 一 块 旋 
ЮЖ “ВН”, иж “ЖИ”; Жо ЕН ИЯ “ОЕ”, ВЕЕ 
Ажар а, Рав, ШТ КЕ ЗЕЙД ПЕН Б. МИН Е 
头 ， 另 一 侧 有 桦 眼 ， 拱 券 时 相互 扣 合 ， 青 用 1 : 2 水 泥 砂 浆 砌 筑 连 接 。 

(7) 石 旋 脸 制作 、 安 装 。 石 旋 脸 是 指 石 券 最 外 端的 一 圈 旋 石 的 外 面部 位 。 

(8) 金刚 墙 。 金 刚 墙 是 一 种 加 固 性 质 的 墙 ， 一 般 在 装饰 面 墙 的 背后 保证 其 稳固 性 。 
因此 , 古 建 筑 中 对 凡是 看 不 见 的 加 固 墙 都 称 为 金刚 墙 。 金 刚 墙 砌 筑 是 将 砂浆 作为 胶结 材料 
将 石材 结合 成 墙 体 的 整体 ， 以 满足 正常 使 用 要 求 及 承受 各 种 荷载 。 
(9) 石 桥 面 。 石 桥 面 一 般 用 石板 、 石 条 铺 砌 。 在 桥 面 铺 石 层 下 应 做 防水 层 ， 采 用 lmm 
厚 沥青 和 石棉 沥青 各 一 层 做 底 ( 石 棉 沥青 用 七 级 石棉 30%, 60 号 石油 沥青 70% 混 合 而 成 )， 
在 其 上 铺 一 层 沥青 麻布 ， 再 甫 石棉 沥青 和 纯 沥 青 各 一 道 做 防水 面 层 ， 防 止 开 裂 。 

(10) 石 桥 面 榴 板 。 建 筑 物 屋 项 在 榴 墙 的 项 部 位 置 称 为 榴 口 ， 钉 在 榴 口 处 起 封闭 作用 
的 板 称 为 榴 板 。 石 桥 面 榴 板 是 指 钉 在 石 桥 面 榴 口 处 起 封闭 作用 的 板 。 铺 设 时 ， 要 求 横梁 间 
距 一 般 不 大 于 1. 8m， 石 板 厚度 应 在 80mm 以 上 。 

(11) 木 制 步 桥 。 木 制 步 桥 是 指 建筑 在 庭园 内 由 木材 加 工 制 作 的 主 桥 孔 洞 5m 以 内 ， 供 
游人 通行 兼 有 观赏 价值 的 桥梁 。 这 种 桥 易 与 园林 环境 融 为 一 体 ， 但 其 承载 量 有 限 ， 且 不 宜 
长 期 保存 。 

(12) 栈道 。 栈 道 原 指 沿 悬 崖 峭壁 修建 的 一 种 道路 ， 又 称 阁 道 、 复 道 ; 中 国 古 代 高 楼 
间架 空 的 通道 也 称 栈道 ;栈道 现在 的 含义 比较 广泛 (图 5. 23) 。 园 林 里 富有 情趣 的 楼 梯 状 的 
木质 道路 即 为 木 栈道 。 









































































































Р 5.23 栈道 


2) ше, усн 

жи тва а СВО нЕ, ИЖЕ, їй 
( 散 ) 铺 砂 卵 石 护岸 (自然 护岸 )、 框 格 花木 护坡 等 4 个 
项 目 , 项 目 编码 为 050202001~050202004。 

框 格 花 木 护 坡 是 在 开 挖 坡 面 上 挂 网 ， 利 用 浆 砌 块 
石 、 现 浇 钢筋 混凝土 框 格 梁 或 安装 预 混凝土 框 格 进行 
边 坡 坡 面 防护 ， 然 后 在 框 格 内 喷射 植被 混凝土 以 达到 
护坡 绿化 的 目的 。 框 格 的 常用 形式 有 4 种 : ЖЖ В 
(图 5. 24), 20 5. 25). 、 人 字形 、 弧 形 (图 5.26)， 
其 格 构 如 图 5. 27 所 示 。 


РАТ сац 
КАНЕ 























5.24 Е 
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КЕНЕП 


4 шї 
© е 
шю ||. 
шыр | | ЁР& 
ө ө 


БАЛАА 














Ж 
Ср 
ЖЕЕ 


+ 
г 











(а) 矩形 格 构 





桨 砌 块 
石 拱 


钢筋 混 


са 


























(с) 弧 形 格 构 (d) 人 字形 格 构 


5.27 框 格 类 型 




















= а" 2. 园 路 园 桥 工程 清单 工程 量 计算 
3 混凝土 [#1 5-1] 如 图 5. 28 所 示 为 某 道 路 局 部 断面 示意 
а ка Я, 其 中 该 段 道路 长 17m， 宽 2.2m， 混 凝 土 道 牙 宽 
85mm。 求 清单 工程 量 。 

Б 片 一 3:7 灰 土 в: 
Я 园 路 面积 : 17Ж2. 2 一 37. 40(m2 ) 。 
По 路 牙 长 度 : 172=34. 006), 

图 5.28 道路 断面 图 其 工程 量 清单 见 表 5. 2。 
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表 5.2 某 道 路 分 部 分 项 工程 量 清单 


























序号 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 数量 
300mm 厚 1200mm 宽 3 : 7 灰 土 垫 层 
= 250тт 厚 1200mm 宽 碎 石 垫 层 
1 050201001001 路 150mm Ж 1200mm Ж C15 水 刷 混 凝 тт 37. 40 
土 面 层 
混凝土 路 牙 170mmX85mm и 
2 050201003001 路 牙 水 泥 砂浆 1:2 та 34. 00 




















[Я 5-2] 某 公 园 内 设计 有 三 条 园 路 : 分 别 为 长 100m 宽 1. 5m 石板 冰 梅 、 长 150m 
宽 1. 5m 石板 冰 梅 整 石 收 边 ， 长 80m 宽 lm 水 洗 石 园 路 ， 如 图 5. 29 所 示 。 求 清单 工程 量 。 


Де 7 不 规则 铺 ( 留 颖 <5cm) 一 


14 30 原 13 水 泥 砂 桨 一 | 
4cm 石 板 不 规则 铺 100 厚 C5 素 混凝土 一 


ст 






































А—АЙИШ 1:30 
































= 
да 
4) 


21 ( 
о о ИЕ 


20054050 黄 锈 石花 岗 岩 (荔枝 面 ) 密 颖 
30 厚 300-500 黄 木 纹 板 岩 碎 拼 
55—10 1:2 水 泥 砂浆 填 疑 








































































































роо 200 _3079300-500ў КЕЕН 
mpgTPPYTPTPADTPPRDDPTRTDPARTPRDDPTTPDTDTZ 
< 
50 厚 花 岗 石 收 边 ( 详 见 铺 装 平面 图 ) 20 厚 水 洗 石 
5 | юж 
20 厚 1: 3 水 泥 砂 效 桨 结合 层 100 厚 C20 混 凝 土 热 层 
100 厚 C15 混 凝 土 垫 层 | а 
ООВ Г = 
素 十 夯实 ла 








图 5.29 园 路 平面 图 、 剂 面 图 
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解 : 

石板 冰 梅 园 路 : 100X1. 5=150. 00(m?)。 

石板 冰 梅 整 石 收 边 园 路 : 150X1. 5 一 225.00Cm2 ) 。 
水 洗 石 园 路 : 80%1=80. 00Cm2 ) 。 

其 工程 量 清单 见 表 5. 3。 





























#53 某 公 园 园 路 分 部 分 项 工程 量 清单 





序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 


计量 单位 


工程 数量 





100mm 厚 1500mm 宽 碎 石 垫 层 


100mm 厚 1500mm 宽 C15 素 混凝土 
垫 层 


30mm 厚 1 : 3 水泥 砂浆 
40mm 厚 1500mm 宽 冰 梅 石板 ， 离 颖 





1 050201001001 园 路 











пш? 


150. 00 





100mm 厚 1700mm 宽 碎 石 热 层 
100mm 厚 1700mm 宽 C15 混凝土 
垫 层 
20mm 厚 1: 3 水 泥 砂浆 
30mm 厚 1100mm 宽 300 一 500mm Ж 
木 纹 板 岩 碎 拼 ，50mm 厚 400mm 宽 花 
岗 岩 收 边 


2 050201001002 园 路 


т 


225.00 





150mm РЯ 1000mm 宽 碎 石 垫 层 
100 Е 1000 宽 С20 混 - 
3 1050201001003 。” 园 路 00mm 厚 1000ппят 宽 C20 18 ВЕ + 
垫 层 


20mm ЛЯ 1000mm 宽 水 洗 石 面 层 














【 例 5-3】 如 


т 





80.00 


图 5. 30 所 示 为 一 个 树 池 示 意图 ， 围 牙 采用 预制 混凝土 。 求 清单 工 
程 量 。 


(a) 平面 示意 图 (b) 围 牙 立 面 示意 图 


5.30” 树 池 示 意图 
解 : 

ВЖ: (1.2-0. 07) X4 一 5. 08(m)。 

其 工程 量 清单 见 表 5. 4。 
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表 5.4 树 池 分 部 分 项 工程 量 清单 














































































序号 | 项 目 编码 | 项 目 名称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 数量 
1 050201004001 树 池 围 牙 | 预制 混凝土 边 石 70mmX150mm та 5. 08 
[95-4] 某 公 园 设计 有 一 座 长 50m 木 制 步行 桥 ， 木 材 均 采用 柳 校 防腐 木 ， 结 构 如 
图 5. 31 所 示 。 求 木 制 步行 桥 清单 工程 量 。 
2000 2000 
630 + 740 630 630 740 830 
190 9s soy40p a so S0050, 二 sa 190 1550, ае 50, арра 50,190 ИР 
有 Б Я = 
180x180 护 栏 柱 | НЕ 
100x80 实 木 模 杆 а е = 
80x100 实 木 柱 | Е БЕ 
- BH | 5850 
в 4 = 


@ 木 桥 面 标准 段 


180 
全 180 
6.900 -т- 6.900 
шш Ши 


150x180 实 木 


| 







150 2 








190 


ЭМИ 



































































| рана НЕО 
$ 截面 100x800 实 木 横梁 
ЕЈ 
Це 
a 
4— | ЬЫ | 截面 100xs0 实 木 模 梁 截面 100x80 实 木 柱 
СЕС 22 
ТИ 截面 30x70 实 木 柱 
54 па е 
8 2 = ава = 截面 180x180 护 栏 柱 
е И 截面 180x180 护 栏 柱 面 立柱 
& 14 
22 
+— | 
д а) 
2. 22: 6 厚 钢 板 焊接 成 T 形 钢 
анд 3 长 150 宽 40( 与 H 型 钢 全 焊 ) 
&; Т 
40, 100 40 
180 


Ө 栏杆 4 一 4 剖面 图 
< 栏杆 8 一 8 剖面 图 


图 5.31 木 桥 平面 图 、 立 面 图 、 剂 面 图 (一 ) 
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ыенен 








190 









1050 
60 


截面 180x180 护 栏 柱 
2000‹200х 6007718 Ж 1865 





60 


200 


与 H 型 钢 龙骨 焊接 
А 








4.600 常 水 位 


а 剖面 图 
ЕЕЕ 


85.31 木 桥 平面 图 、 立 面 图 、 剂 面 图 (二 ) 


解 : 
木 制 步行 桥 : 50X2. 38=119. 0012), 
其 工程 量 清单 见 表 5.5。 


表 5.5 木 桥 分 部 分 项 工程 量 清单 


ж 
й 


项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 数量 





桥 宽 2. 38m 桥 长 50m 

木材 : 柳 核 防腐 森 

180mm X 180mm 木 柱 、100mm Х 
1 050201014001] 木 制 步 桥 | 80пип 木 柱 、50mm X 70mm Ж Ж. тї? 119. 00 
100тт X 80mm Ж №, 2000тт Х 
200mmX 60mm 木板 、30mm X 200mm 
ЖЕ 




















0015-5] ЖЛТ ЕТЕ АШ Е. 高 НІ. 2а, 10. бт. К 2201. 4% 
岸 采用 #200500 自然 面 单 体 块 石 浆 砌 ，M5 КЕНИЯ, ВИЖ. КАНН 
单 工 程 量 。 

解 : 

石 砌 驶 岸 体积 V==[0. 5X(1. 2 十 0. 5) 十 0. 9X0.5]X220 二 286. 00(mi) 

其 工程 量 清单 见 表 5. 6。 
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碎 石 垫 层 
素 土 夯实 


# 5.32 了 驶 岸 结构 示意 图 
表 5.6 石 砌 驶 岸 分 部 分 项 工程 量 清单 





286. 00 


序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 数量 
#200—500тт 自然 面 单 体 块 石 浆 砌 
1 050202001001 | Ж М5 水 泥 砂 浆 砌 筑 ш 
勾 凸 颖 





3. 园 路 园 桥 工程 工程 量 清单 
杭州 市 某 公 园 内 设计 有 17mX2. 2m 水 刷 混 凝 土 园 路 、100mX1. 5m 石板 冰 梅 园 路 、 














150mX1. 5m 石 板 冰 梅 整 石 收 边 园 路 、80mX lm 水 洗 石 园 路 、8 个 树 池 转 

















牙 、 木 桥 1 


座 、 石 砌 驶 岸 1 处 ， 结 构 即 如 图 5. 28 一 图 5.32 所 示 。 其 工程 量 清单 及 计价 表 见 





5.2.2 园 路 园 桥 工 程 定额 工程 量 的 计算 


1 园 路 园 桥 工 程 定额 工程 量 的 计算 规则 
(1) 园 路 面 层 按 设计 图 示 尺 寸 , 以 “m*” 计 算 。 
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园 村 工程 计 星 与 计价 
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58 园 路 园 桥 工程 计量 与 计价 





(2) 园 路 执 层 两 边 若 做 侧 石 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 “mi*” 计 算 。 两 边 若 不 做 侧 石 ， 设 计 

















注 明 垫 层 宽度 时 ， 其 宽度 按 设 计 园 路 面 层 图 示 尺 寸 ， 两 边 各 放宽 5cm 计算 。 
(3) 斜坡 按 水 平 投影 面积 计算 。 

(4) 路 牙 、 树 池 围 牙 按 “m” 计 算 ， 树 池 盖 板 按 ， п?” Ж. 

(5) 木 栈道 按 “m ”计算 ， 木 栈道 龙骨 按 “m” 计 算 。 






































(6) 园 桥 毛 石 基础 、 桥 台 、 桥 墩 、 护 坡 按 设计 图 示 尺 寸 以 “mm ”计算 。 石 桥 面 、 

















“а?” ТЕ, 
(7) 钢 骨 架 制作 、 安 装 按 t 计 算 。 


2. 园 路 园 桥 工程 预算 定额 工程 量 的 计算 


Я 5-6] 根据 例 5- 1 提供 的 设计 图 纸 ， 求 定额 工程 量 。 

解 : 

(1) 3 : 7 灰 土 垫 屋 : V 王 17X2.2X0.3 一 11.22(ms) 。 

(2) 碎 石 垫 层 : У=17 х2. 20. 25=9. 35), 

(3) 混凝土 面 层 :， 5=17 х2. 2 一 37.40(m2) 。 

(4) Ж: 1,=17Х2=34. 00(т), 

Я 5-7] 根据 例 5- 2 提供 的 设计 图 纸 ， 求 定额 工程 量 。 

解 : 

(1) 石板 冰 梅 园 路 。 

路 床 整理 :，S==100X1.5=150.00(m?)。 

А. V=100X1.5X0.1=15. 00(m’)。 

C15 混凝土 垫 层 ; У=100х1. 5X0. 1=15.00(т?), 

КН: 5=100 х1. 5= 150. 0008), 

(2) 石板 冰 梅 整 石 收 边 园 路 。 

路 床 整理 : S=150X1. 5 二 225. 00(m?)。 

碎 石 垫 层 ; V 王 150X1.7X0.1 一 25. 50(ms) 。 

C15 混凝土 垫 层 ; V=150X1.7X0. 1 十 0. 1X0.03X1/2X150X2=25. 95(m:)。 
богат 厚 黄 锈 石花 岗 岩 : 5150 0. 2 2--60. 00(m?)。 

30mm 厚 黄 木 纹 板 岩 : 5= 1501. 1- 165. 00(m2 ) 。 

(3) 水 洗 石 园 路 。 

路 床 整 理 ，S 王 80X1 王 80.00(m2 ) 。 

碎 石 垫 屋 ，V 王 80X1X0. 15 王 12.00(ms) 。 

C20 混凝土 热情 ， У--80х1 хо. 1=8. 008), 

水 洗 石 : S=80X1=80. 00(m?)。 

[9] 5-8] 根据 例 5- 3 提供 的 设计 图 纸 ， 求 定额 工程 量 。 

解 : 
预制 混凝土 围 牙 : (1. 2 十 0. 07) X4 一 5.08Cmy) 。 

【 例 5-9】 根据 例 5-4 提供 的 设计 图 纸 ， 求 定额 工程 量 。 

解 : 

(1) 2000mmX200mmX 60mm 防腐 木 桥 面 : S 一 50X2. 38=119. 00(m2 ) 。 



































木 桥 
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(2) 30200 防腐 侧 木 档 : 50 2=100(т). 

(3) 180mmX180mm ЖЖ: У=0. 18X0. 18X1.05X(50 二 2 十 1)X2 一 1.77(ms)。 

(4) 80Х 100 ЖЖ: V 一 0.08X0.1X(0.72 十 0.02)X(50 二 2X2)X2 一 0.59(ms) 。 

(5) 70X50 ЖЖ: 0.07Х0.05Х (0. 34 十 0. 02X2)X(50 二 2X6)X2 一 0.40Cms)。 

(6) 100mmX 80mm 木 扶 手 : 0.1X0.08X(2 一 0.09X2 十 0.03X2)X(50 二 2) Х2- 
0. 75(т?) 

(7) 100тт Х 80тт Ж: 0. 10. 08 Х (0. 63 —0. 09 —0. 04-0. 03 х2) Х (50-2 х6) Х 
201, "ЕР ЧЖИ 2—2. 69), 

[#15-10] 根据 例 5- 5 提供 的 设计 图 纸 ， 求 定额 工程 量 。 

解 : 

(1) 石 砌 驳 岸 体积 V 王 [0.5X(1. 2-0. 5) +0. 90. 51 220-- 286. 002), 

(2) АЖ. 8-1.2х220--264. 00), 


| 5.3 园 路 园 桥 工 程 计价 


5.3.1 定额 计价 法 园 路 园 桥 工 程 计 价 


1. 园 路 园 桥 工 程 的 定额 套 取 与 换算 


《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》(2010 版 ) 计 价 说 明 规定 如 下 。 

(1) 定额 包括 园 路 及 园 桥 工 程 。 园 路 包括 垫 层 、 面 层 ， 如 遇 缺 项 ， 可 套用 其 他 童 
相应 定额 子 目 ， 其 合计 工 日 乘 以 系数 1. 10。 园 桥 包 括 基础 、 桥 台 、 桥 墩 、 护 坡 、 石 
桥 面 、 木 桥 面 等 项 目 ， 如 遇 缺 项 ， 可 套用 其 他 章节 相应 定额 ， 其 合计 工 日 乘 以 系 
数 1.25。 

(2) 每 10m 冰 梅 数量 在 250—300 块 时 ， 套 用 冰 梅 石板 定额 ;每 10m? 冰 梅 数量 在 250 
块 以 内 时 ， 其 人 工 、 切 割 锯 片 乘 以 系数 0. 9; 每 10m? 冰 梅 数量 在 300 块 以 上 时 ， 其 人 工 、 
切割 饮片 乘 以 系数 1. 15， 其 他 不 变 。 

(3) 花岗岩 机 制 石板 地 面 定 额 ， 其 水 泥 砂浆 结合 层 按 3cm 厚 编制 。 

(4) 满 铺 卵石 面 的 拼花 是 按 单 色 卵 石 、 粒 径 4 一 6cm 编制 的 ， 设 计 分 色 或 粒 径 不 同时 ， 
应 另行 计算 。 水 泥 砂浆 厚度 按 2. 5cm 编制 。 

(5) 铺 卵 石 面 层 定额 包括 选 、 洗 卵石 和 清扫 、 养 护 路 面 。 

(6) 洗 米 石 地 面 为 素 水 泥浆 粘 结 ， 若 洗 米 石 为 环 氧 树脂 粘 结 应 另行 计算 。 

(7) 斜坡 ( 硬 磋 ) 已 包括 了 土方 、 垫 层 及 面 层 。 如 垫 层 、 面 层 的 材料 品种 、 规 格 等 设计 
与 定额 不 同时 ， 可 以 换算 。 

(8) 木 栈道 不 包括 木 栈道 龙骨 ， 木 栈道 龙骨 另 列 项 目 计算 。 木 栈道 柱 、 梁 、 检 条 及 临 
水 面 打桩 可 分 别 按 其 他 章节 相应 定额 项 目 执行 。 

[ 5-11] 某 公园 园 路 ， 面 层 为 4~6cm 粒 径 的 雨花石 满 铺 拼花 面 ， 见 表 5. 8。 请 确 
定 定额 子 目 与 基价 (雨花石 单价 为 850 元 /t， 雨花石 比重 与 卵石 相同 )。 
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和 5 意 ” 园 路 园 桥 工 程 计量 与 计价 























































































































表 5.8 园 路 定额 节选 计量 单位 10m 
定额 编号 2-49 2- 50 2-51 
满 铺 卵石 面 | 素 色 卵石 面 | ” 洗 米 石 
项 目 
拼花 彩 边 素 色 厚 20mm 
基价 (元 ) 846 561 797 
人 工 费 (元 ) 655. 22 374. 41 449. 35 
其 中 材料 费 (元 ) 190. 30 186. 79 341.06 
机 械 费 ( 元 ) 一 一 6. 91 
名 称 单位 “| 单价 (元 ) 消耗 量 
ы; 二 类 人 工 тн 13. 00 15.238 8. 707 10. 450 
水 п? 2.95 0. 500 0. 500 0. 349 
水 泥 砂 桨 т? 210. 26 0. 360 0. 360 一 
107 胶 素 水 泥浆 ш? 497.85 一 一 0. 010 
白水 泥 kg 0. 60 一 一 134. 000 
材料 
洗 米 石 3 一 5mm kg 0. 80 一 ЕЕ 315. 000 
园林 用 卵石 本 色 4 一 6cm t 128.00 0. 550 0. 580 一 
园林 用 卵石 分 色 4~6em t 245. 00 0. 170 0. 140 — 
其 他 材料 费 元 1. 00 1. 080 1. 080 2. 650 
机 械 灰 浆 搅拌 机 2001, 台 班 58.57 一 一 0.118 
解 : 两 花石 满 铺路 面 按 卵石 满 铺面 执行 ， 套 用 定 混凝土 路 牙 
额 2- 49。 满 铺 卵 石 面 层 拼花 定额 是 按 单 色 卵 石 、 粒 径 В ， 路面 
4 一 6cm( 即 平均 厚度 5cm) 编 制 的 ， 定额 卵石 铺面 的 卵 3 混凝土 
石 含量 为 0.55 十 0.17 二 0.72(t/10m?)， 即 雨花石 用 量 = es 
为 0.72t/10m?。 " С 
换算 后 基价 为 : 846 — (0. 55 < 1280.17 245) + = РТУ 
0.72 850= 1345. 95( 元 /10m2 ) 。 Е 
[#15-12] 如 图 5. 33 所 示 为 某 道 路 局 部 断面 示 “= 
意图 ， 其 中 该 段 道路 长 17т. % 2. 2m， 混凝土 道 牙 
85mmX170mmX500mm。 请 确定 定额 子 目 与 基价 。 图 5.33 ”道路 断面 图 


解 : 

(1) 3 :7 ЖЕ: 执行 第 4 章 相 应 定额 子 目 ， 套 用 定额 4 - 125。 在 本 章 定额 缺 项 
时 ， 套 用 其 他 章节 定额 子 目 ， 其 合计 工 日 乘 以 系数 1. 10。 

换算 后 基价 为 1047 十 228. 57 Х0. 1 一 1069. 86( 元 /10ms) 。 
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ж5о 园 路 定额 节选 计量 单位 ，10m 
定额 编号 2-47 2-53 2-54 2-85 | 4-125 
水 刷 混 凝 混凝土 路 
1) 
з | жш | ЖЫШ с | юш 
项 目 (102) (10m) 
碎 石 厚 12ст | 每 增 减 lem 10X30cm|3 :7 灰 土 
基价 (元 ) 1076 451 25 191 1047 
人 工 费 (元 ) 284.71 | 173.47 4.29 64.86 | 228.57 
其 中 材料 费 (元 ) 790.80 | 277.84 20. 66 125.83 | 808.6 
机 械 费 (元 ) 9. 59 
名 称 单位 | 单价 (元 ) 消耗 量 
人 工 二 类 人 工 ТН | 43.00 | 6.621 4.034 0. 100 1.508 5. 316 
МЕН 38—63 t 49. 00 15. 950 
水 т? 2.95 = 1. 400 0. 120 0. 150 — 
ан ке С] 5 
现 党 现 拌 混凝土 C15| | 200. 08 1.066 | 0.101 
(16) 
КЕЕ 1:1.5| т? | 257.23 一 0.158 
材料 ЖИ п? | 1200.00 - 0. 015 
水 泥 砂浆 1:2 m | 228.22 0. 017 一 
预制 混凝土 边 石 
100mmX 300mmX 500mm % з 20-800 
ЖЗ: 7 ms | 80.06 10. 100 
其 他 材料 费 元 1.00 9. 248 1. 780 0. 100 1. 282 一 
机 械 | ”电动 历 实 机 台 班 | 21.79 0. 440 
(2) 碎 石 垫 层 : 直接 套用 定额 2- 47， 基 价 为 1076 元 /10m 。 








(3) 水 刷 混 凝 土路 面 : 水 刷 混凝土 路 面 厚 15cm， 需 套用 定额 2- 53 和 2 - 54， 换 算 后 





基价 为 (451 十 25X3) 一 526. 00( 元 /10m2 ) 。 


(4) 混凝土 路 牙 : 套用 定额 2 - 85。 定 额 预制 混凝土 边 石 规格 为 100mm X З00тат Х 


500mm， 设 计 为 85mmX170mmX 500mm， 需 进行 换算 。 预 制 混 凝 : 


500mm 市 场 价 为 2. 85 元 / 块 。 
换算 后 基价 为 191 一 5. 78X20. 800 十 2. 85X20. 800-- 130. 06( 元 /10m)。 
【 例 5-13】 根据 例 5- 2 提供 的 设计 图 纸 和 例 5- 7 计算 的 定额 工程 量 ， 见 表 5. 10。 





请 确定 定额 子 目 和 基价 。 
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上 边 石 85mmX170mmX 


表 5.10 例 S-13 定 额 


ЖЫШ 园 路 园 桥 工程 计量 与 计价 


计量 单位 : 10m 























































































































定额 编号 2-44 2-48 2-66 2-76 | 2-62 
ў 一 | Ма 
жшк (боз; | шд | ка 
基价 (元 ) 18 2636 2000 1149 136 
人 工 费 (元 ) 17. 55 709.82 | 634.04 | 250.00 | 198.66 
其 中 材料 费 (元 ) = 1883.90 | 1366.12 | 891.49 | 237.22 
机 械 费 (元 ) 一 41. 97 一 7.97 一 
名 称 单位 | 单价 (元 ) 消耗 量 
л 二 类 人 工 工 日 | 43.00 0. 408 16. 507 14. 745 5. 814 4. 620 
现 浇 现 拌 混凝土 C15 | пу | 183. 25 一 10. 200 - 一 - 
水 т? 2.95 = 5.000 0. 600 0. 280 0. 070 
机 制 特 坚 石 п? | 84.00 13. 500 
生硬 水 泥 砂 桨 1: 3 mi | 199.35 0. 330 一 0. 230 
纯 水 泥浆 mi | 417.35 0.010 
白 回 丝 kg 9. 23 0. 100 0. 100 一 
材料 | 水 泥 32.5 kg 0. 30 1.550 
水 泥 52.5 kg 0. 39 1.550 — 
石料 切割 饮片 片 | 31.30 5. 000 0. 040 一 
水 泥 砂浆 1:2.5 m | 210.26 = — — 0. 330 一 
花岗岩 п? | 80.00 == = = 10. 200 一 
花岗岩 碎片 п? | 20.00 9. 500 
其 他 材料 费 元 1. 00 — 一 2. 500 2.500 | 1.160 
| 混凝土 搅拌 机 5001, | 台 班 | 123.45 = 0.340 = = = 
КЕ 灰 浆 搅拌 机 2001. 台 班 | 58.57 一 一 一 0. 136 
解 : 
(1) 园 路 土 基 、 路 床 整理 : 直接 套用 定额 2 - 44， 基 价 为 18 元 /10m 。 


(2) 碎 石 垫 层 : 直接 套用 定额 2- 47， 基 价 为 1076 元 /10m 。 

(3) C15 混凝土 垫 层 ， 直接 套用 定额 2- 48， 基 价 为 2636 元 /10m 。 
(4) C20 混凝土 热 层 : 套用 定额 2 48. 但 混凝土 型 号 设计 与 定额 不 同 ， 需 要 进行 基 
C20 混凝土 价格 为 192. 94 元 /10mz 。 
换算 后 基价 为 2636 一 183. 25 Х 10. 200 十 192. 94 Х 10. 200--2734. 84( 元 /10ms ) 。 


价 换算 。 


(5) 4mm 石板 冰 梅 面 : 套用 定额 2 - 66， 定 额 水 泥 砂 浆 含 量 为 30mm ЛЯ, 





设计 水 泥 砂 
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浆 含 量 与 定额 相同 ;定额 采用 干 硬 水 泥 砂浆 1 : 3， 
195. 13 元 /ms 。 
99. 35Х0. 33 十 195. 130. 33=1998. 61( 元 /10m2 ) 。 

(6) 30mm 黄 木 纹 板 岩 面 : 套用 定额 2 - 62。 定 额 采 上 
30mm 厚 黄 木 纹 板 岩 ， 黄 木 纹 板 岩 价 格 为 70 元 /m ;定额 水 泥 砂浆 含量 为 20mm 厚 ， 
为 40mm Е; 定额 采用 干 硬 水 泥 砂 浆 1 : 3， 
1 : 3 水 泥 砂 浆 单价 为 195. 13 元 /mi 。 


换算 。1 : 3 水 泥 砂浆 单价 为 
换算 后 基价 为 : 2000 一 





算 。 


设计 采 











水 泥 砂 浆 1 : 3， 





基价 需 进 行 














普通 花岗岩 碎片 ,设计 采用 
设计 


设计 采用 1 : 3 水 泥 砂 浆 ， 定 额 基价 需 进行 换 


换算 后 基价 为 : 436 一 20X9.5 十 70X9.5 一 199. 35 Х 0. 23-Е 195. 13 Х 0, 45= 952. 96( 元 / 
10m )。( 注 : 水 泥 砂 浆 消耗 量 为 水 泥 砂浆 净 用量 与 损耗 量 之 和 ， 水 泥 砂浆 损耗 率 为 10%。) 


(7) 50mm 黄 锈 石 花岗岩 面 : 套 











为 20mm 厚 ; 定额 采 




















算 。1 : 3 水 泥 砂 浆 单 价 为 195. 13 元 /mm 。 


换算 后 基价 为 ，1149 一 210. 26X0. 334 


定额 2- 76， 定 额 水泥 砂 浆 含量 为 30mm 厚 ， 设 计 
НТ: 2.5 水 泥 砂 浆 ， 设计 采用 1 : 3 水 泥 砂浆， 定额 基价 需 进 行 换 


| 195. 130. 22=1122. 54( 元 /10m2 ) 。 


(8) 20mm 水 洗 石 : 水 洗 石 又 称 洗 米 石 ， 是 指 水 泥 及 骨 料 混合 抹 平 整 ， 快 干 时 ， 用 水 


洗 掉 骨 料 表面 的 水 泥 ， 露 出 骨 料 表面 。 套 上 


月 定额 2 =- 51， 定 多 


额 相同 ， 基 价 可 以 直接 套用 ， 基 价 为 797 元 /10m。 


[Я 5-14] 根据 例 5- 3 提供 的 设计 


请 确定 定额 子 目 和 基价 。 





表 5.11 例 5-14 定 额 


页 含量 为 20mm 厚 ， 设 计 与 定 


图 纸 和 例 5 - 8 计算 的 定额 工程 量 ， 见 表 5. 11。 


计量 单位 ，10m 












































定额 编号 2-82 2-83 2-84 
Ре 砖 树 池 围 牙 ЕЕЕ Б В Я ЗАИР 
5. Зет 7х 15ст 7X25cm 
基价 (元 ) 65 96 300 
人 工 费 (元 ) 32. 29 49. 88 175. 50 
其 中 材料 费 (元 ) 33. 20 45. 81 124. 39 
机 械 费 (元 ) == - - 
名 称 单位 | 单价 (元 ) 消耗 量 
人 工 二 类 人 工 工 日 | 43.00 0.751 1. 160 4.082 
水 泥 砂 浆 1 : 2 m | 228.22 0. 016 0.013 0.013 
条 石 70mmX250mm m 9. 60 Е -- 10. 300 
А } 
нын та о | 2.02 ш 00 
材料 
_ В 240 Попа | мы | 35.00 0. 826 = 
Domm 
水 т? 2.95 0.014 0.075 0.014 
其 他 材料 费 1.00 0. 602 0. 602 22. 500 
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解 : 
预制 混凝土 树 池 围 牙 ， 套 用 定额 2- 83， 基 价 为 96 元 /10m。 

















































































































【 例 5-15】 根据 例 5-4 提 供 的 设计 图 纸 和 例 5 - 9 计算 的 定额 工程 量 ， 见 表 5. 12。 
请 确定 定额 子 目 和 基价 。 
表 5.12 015-15 定额 
定额 编号 2-96 3-58 3- 59 8- 167 
木 桥 面 ЖЕ 封 沿 板 
项 目 厚 8em Нолан 2.5 25 
(100) Р Са?) (10m) 
基价 (元 ) 4046 2463 2597 145 
人 工 费 (元 ) 186. 07 780. 24 789. 97 26. 60 
其 中 材料 费 (元 ) 3850. 23 1662. 86 1769. 76 117. 35 
机 械 费 (元 ) 10. 19 20. 19 37. 55 1.21 
名 称 单位 | 单价 (元 ) 消耗 量 
-类 人 工 СН | 43.00 1. 327 18. 145 18. 371 一 
a 三 类 人 工 IH| 50.00 0. 532 
КАИ п? | 3600,00 0. 945 一 一 一 
铜 钉 120 kg 67. 50 6. 600 一 一 一 
ПМ т? | 1450.00 -- 1. 138 1. 210 0. 080 
材料 水 柏油 kg 0.51 — 0.150 一 一 
圆 钉 kg 4. 36 = 0. 650 3. 500 0. 310 
铁 件 kg 5.81 — 0. 620 - 一 
其 他 材料 费 元 1.00 2.731 6. 250 一 一 
| “木工 圆 饮 机 台 班 | 25.38 0.313 0.618 一 0.014 
ә 木工 平 刨 机 台 班 | 21.43 0. 105 0. 210 一 0. 040 
木 桥 与 木 栈道 柱 、 梁 、 检 条 如 遇 缺 项 时 ， 可 套用 其 他 章节 相应 定额 项 目 执行 ， 本 例 


中 ， 定 额 子 目 涉及 了 其 他 章节 。 

а) 木 桥 面 : 套用 定额 2- 96， 定 额 采用 8cm ЖЫМ. ЖШ 6cm 防腐 柳 核 木 ， 
防腐 柳 核 木 5000 元 /m* ， 定 额 基价 需 进 行 换算 。 

换算 后 基价 为 : 4046—3600 х0. 945 十 5000X(10X0.06X1.1) 王 3944( 元 /10m2 ) 。 

(2) 30X200 防腐 侧 木 档 : 本 章 定额 遇 缺 项 ， 套 用 其 他 章节 定额 子 目 8- 167。 定 额 采 
用 2.5X25cm 杉 板 杭 材 ， 设 计 采 用 3X 20cm 防腐 柳 校 木 。 设 计 规 格 与 定额 不 同时 ， 杉 板 
руни. НЕ. 

换算 后 基价 为 : 145 一 1450 0. 0804-5000 Х 0. 08/(0. 025 ХО. 25) Х 0. 03Ж0.2=413 
(元 /10my) 。 
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атгана 


(3) 180Х 180 ЖЕ, 80Х 100 木 柱 、 木 扶手 、 木 梁 : 本 章 定额 缺 项 ， 套 用 
节 相 应 定额 子 目 3- 58。 定 额 采 用 杉 板 仿 材 ， 设 计 采 用 防腐 柳 核 木 ， 定 额 基 价 需 进 





换算 。 


换算 后 基价 为 : 2463 一 1450X1. 1384 


























其 他 章 
行 


上 5000X1. 138—0. 51Х0. 150 一 6502. 82( 元 /ms ) 。 


(4) 70X50 木 撑 : 本 章 定额 缺 项 ， 套 用 其 他 章节 相应 定额 子 目 3 - 59。 定 额 采用 杉 板 














ВМ. ВКЛ НЕК. дема. 
换算 后 基价 为 : 2597 — 14501. 2104 








进行 换算 。 
5000 21. 210=6892. 5( 元 /mm ) 。 





[15-16] 根据 例 5- 5 提供 的 设计 图 纸 和 例 5 - 10 计算 的 定额 工程 量 ， 见 表 5. 13, 













































































请 确定 定额 子 目 和 基价 。 
表 5.13 例 5-16 定额 
定额 编号 5-58 7-94 
项 目 毛 石 墙 (10m’) | 毛 石 墙 勾 同 缝 (100m:) 
基价 (元 ) 2246 573 
人 工 费 (元 ) 808. 40 500. 50 
其 中 | 材料 费 ( 元 ) 1410. 46 69. 68 
机 械 费 (元 ) 26. 94 2. 93 
名 称 单价 (元 ) 消耗 量 
人 工 | 二 类 人 工 43. 00 18. 800 10. 010 
за 180. 00 - 一 
水 泥 砂浆 1 : 2.5 210.26 一 一 
水 泥 砂 浆 1: 1.5 241. 92 一 0. 280 
ын 铁 件 5.81 一 一 
块 石 200 一 500 40. 50 18. 450 == 
水 泥 砂浆 М7. 5 168. 17 3. 930 - 
水 2. 95 0. 790 0. 320 
其 他 材料 费 1.00 一 1.000 
汽车 式 起 重 机 12t 610. 86 一 一 
机 械 
灰 浆 搅拌 机 2001. 台 班 58.57 0. 460 0. 050 
解 : 


毛 石 砌 驶 岸 勾 缝 ， 本 章 均 缺 项 ， 需 按 其 他 音节 相应 定额 子 目 执行 。 
(1) НЫ: 套用 5 – 58. 定额 采 用 M7. 5 水 泥 砂浆 砌 筑 ， 设 计 采 用 М5. 0 水泥 砂浆 














砌 筑 ， 定 额 基价 需 进行 换算 。M5. 0 水 泥 砂 浆 单 价 为 164. 87 元 /mm 。 




















换算 后 基价 为 2246 一 168. 17 Х3. 93 十 164. 87 Ж 3. 93=2233. 03( 元 /10ms ) 。 
(2) АЕ: 套用 7- 94， 设 计 未 注 明 采用 水 泥 砂 浆 的 型 号 ， 按 定额 价 执行 ， 定 额 基 

















价 为 573 元 /100 пе. 
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2， 园 路 园 桥 工 程 预算 书 编制 

杭州 市 某 公 园 内 设计 有 17mX2. 2m 水 刷 混 凝 土 园 路 、100mX1. 5m 石板 冰 梅 
园 路 、150mX1. от 石板 冰 梅 整 石 收 边 园 路 、80mxX lm 水洗 石 园 路 、8 个 树 池 围 
牙 、 木 桥 1 座 、 石 砌 驶 岸 1 处 ,结构 如 上 图 5. 28 一 图 5. 32 所 示 。 各 项 费 率 按 中 值 
取 费 。 
其 工程 预算 书 见 表 5. 14 一 表 5.17. 


#514 某 公园 景观 工程 预算 书 封面 












































杭州 市 某 公园 景观 工程 











яя + 
预算 价 (小 写 )， 278333 元 
СК): ПЕ ЕЛ ЖН Ж Ж 元 
编制 人 : (造价 员 签 字 盖 专用 章 ) 
复核 人 (造价 工程 师 签字 盖 专 用 音 ) 
编制 单位 : САТО 编制 时 间 : 年 月 日 


表 5.15 某 公园 景观 工程 预算 编制 说 明 


编制 说 明 





本 工 i 州 市 某 公 园 景观 工程 有 17mX2. 2m 水 刷 混 凝 土 园 路 、100mX1.5m 石板 冰 梅 园 路 、 
150т\Х 1. 5m 石板 冰 梅 整 石 收 边 园 路 、80mX lm 水洗 石 园 路 、8 个 树 池 围 牙 、 木 桥 1 Ж, НО 
1 处 。 

二 、 编 制 依据 

1. 杭州 某 公园 景 观 工程 施工 图 纸 。 

2. 《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》(2010 МО. 

3. 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 МО. 

4. 《浙江 省 施工 机 械 台 班 费用 定额 参考 单价 》(2010 版 ) 。 
5 
6 




















. 材料 价格 按 浙 江 省 2012 年 第 5 期 信息 价 。 
.人 工 价格 按 定额 价 。 
三 、 编 制 说 明 
1. 本 工程 规 费 按 浙江 省 建设 工程 施工 取 费 定额 计 取 ,农民 工 工伤 保险 费 按 0. 114% 计 取 ; 税金 按 市 
区 税金 3. 577% 计 取 。 
2. 本 工程 综合 费用 按 园林 景区 工程 二 类 中 值 考虑 ; 取 费 基数 为 人 工 费 十 机 械 费 。 
3. 安全 文明 施工 费 、 建 设 工程 检验 试验 费 、 已 完工 程 及 设备 保护 费 、 二 次 搬运 费 均 按 《 浙 江 省 建设 
[ 程 施工 取 费 定额 》(2010 版 ) 相 应 的 中 值 计 入 。 
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表 5.16 某 公园 景观 工程 单位 工程 预算 费用 计算 表 
工程 名 称 : 杭州 某 公园 景观 工程 














第 1 页 共 1 页 



































































































































序号 费用 名 称 计算 公式 金额 (元 ) 
= 预算 定额 分 部 分 项 工程 费 按 计价 规则 规定 计算 240174 
也 (定额 人 工 费 十 定额 В 
其 中 1. 人 工 费 十 机 械 费 机 械 费 ) 58446 
= 施工 组 织 措施 费 2998 
2. 安全 文明 施工 费 1х3. 91% 2285 
3. 建设 工程 检验 试验 费 1X0.65% 380 
4. 冬 雨季 施工 增加 费 1х0. 2400 140 
5. 夜间 施工 增加 费 10. 0494 23 
其 中 6. 已 完工 程 及 设备 保护 费 1х0.08% 47 
7. 二 次 搬运 费 1хо. 21% 123 
8. 行人 、 行 车 干扰 增加 费 1X0% 0 
9. 提前 竣工 增加 费 1X0% 0 
10. 其 他 施工 组 织 措施 费 按 相关 规定 计算 0 
А 企业 管理 费 1х19% 11105 
四 利润 1х11% 6429 
= 规 费 8015 
11. 排污 费 、 社 保费 公积金 1х 13. 1904 7709 
i (一 十 二 十 三 十 四 十 六 十 Р 
атш 七 十 八 十 11 十 13)X0. 114% 309 
13. 危险 作业 意外 伤害 保险 费 按 各 市 有 关 规 定 计算 0 
А 总 承包 服务 费 0 
14. 总 承包 管理 和 协调 费 分 包 项目 工 程 造价 X0% 0 
15. 总 承包 管理 、 协 调和 服务 费 分 包 项 目 工程 造价 X0% 0 
16. 甲 供 材料 设备 管理 服务 费 甲 供 材料 设备 费 X0% 0 
| 5 (一 十 二 十 三 十 四 十 
= АЕН 五 十 六 )X0% 0 
(一 十 二 十 三 十 四 十 
人 пра 五 十 六 十 七 )X0% 2 
九 单列 费用 单列 费用 0 
(一 十 二 十 三 十 四 十 五 十 
Т 税金 六 十 七 十 八 十 单列 )X3.577%| Да 
ЕРА 一 十 二 十 三 十 四 十 五 十 
十 一 | ”建设 工程 造价 ЕВЕ 278333 
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第 5 音 ” 园 路 园 桥 工程 计量 与 计价 
表 5.17 某 公园 景观 工程 分 部 分 项 工程 费 计 算 表 
工程 名 称 : 杭州 某 公 园 景 观 工程 
я ы 工料 
序号 | 定额 编号 名 称 及 说 明 单位 | 工程 数量 | 990 вел) 
水 刷 混 凝 土 园 路 4614. 68 
4- 125 жа Р Р А 
1 1.1 换 基础 垫 层 3 :7 灰 土 100 1.122 1069.60 | 1200. 09 
2 2-47 同 路 基 层 ” 碎 石 垫 层 10mz 0. 935 1075. 50 | 1005.59 
3 | 2-53 换 水 刷 混凝土 面 厚 12cm 10m: | 3.740 451.30 | 1687. 86 
4 | 2-54*j3 水 刷 、 纹 形 面 每 增 减 lem 100? | 3. 740 74. 89 280. 09 
5 2-85 换 |, ИНЕ ”混凝土 路 牙 铺 筑 10 x 10т | 3.400 129. 72 441. 05 
30cm 
石板 冰 梅 园 路 35811. 24 
6 2- 44 恒 路 土 基 ”整理 路 床 1007 15. 000 17. 54 263. 10 
7 2-47 园 路 基层 ” 碎 石 垫 层 10ms | 1.500 | 1075.50 | 1613.25 
8 2-48 园 路 基层 ”混凝土 热 层 10ms | 1.500 | 2635.66 | 3953.49 
са С К рр 
9 | 2-66 换 И сад не сж кто 1007 | 15.000 | 1998.76 | 29981. 40 
石板 冰 梅 整 石 收 边 园 路 32436. 58 
10 2-44 园 路 土 基 整理 路 床 10т | 22.500 17. 54 394. 65 
11 2-47 园 路 基层 ” 碎 石 垫 层 10nm 1075. 50 | 2742.53 
12 2-48 园 路 基层 ”混凝土 垫 层 10mz | 2.595 | 2635.66 | 6839.54 
13 | 2-62 换 30mm 黄 木 纹 板 岩 碎 拼 ， 水 泥 砂浆 1:3| 100? | 16.500 | 952.84 | 15721. 86 
Е 50mm 黄 锈 石 花岗岩 ， 板 厚 3 一 5cm 
= 2 0 .0 38. 
14 2-76 № 以 内 “水 泥 砂浆 13: 3 10m: 6. 000 1123.00 | 6738. 00 
水 洗 石 园 路 9997. 06 
15 2-44 园 路 土 基 ”整理 路 床 10m: | 8.000 17. 54 140. 32 
16 2-47 网 路 基层 碎 石 垫 层 10т? 1. 200 1075.50 | 1290. 60 
玩 路 基层 ”混凝土 垫 层 现 浇 现 拌 混 凝 
- 48 3 . 80 2734. 2187.5 
17 | 2-48 + С20040) 10т 0. 800 734. 48 187. 58 
18 2-- 51 洗 米 石 厚 20mm 100? | 8.000 797.32 | 6378. 56 
树 池 围 牙 388. 88 
19 2-83 园 路 面 层 混凝土 树 池 围 牙 7X15cm | 10m 4. 064 95. 69 388. 88 
木 桥 91553. 00 
2 x < Е 
20 | 2-96 换 | 桥 200mm X 60mm 防腐 木 | топи | 11.900 | 3944.49 | 46939.43 
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СЕ) 
序号 | 定额 编号 名 称 及 说 明 单位 | 工程 数量 | Т) 合 价 (元 ) 
21 | 8-167 换 | 30mmX200mm 防腐 侧 木 档 10т | 10.000 | 413.16 | 4131.60 
22 | 3-58 换 180mmX180mm ЖЕ ш? 1.769 | 6503.12 | 11504. 28 
23 | 3-58 & 80mmX100mm ЖЕ ті 0.592 | 6503.12 | 3849. 85 
24 | 3-58 换 80mmX100mm 木 扶 手 、 木 梁 т? 3.440 6503.12 | 22370. 73 
25 | 3-59 4 70mmX 50mm ЖАЙ ш? 0.400 | 6892.78 | 2757.11 
石 砌 驳 岸 65372. 23 
28 | 5-58 换 毛 石 墙 水 泥 砂浆 M5.0 100? | 28.600 | 2232.84 | 63859. 22 
29 7-94 ЖЖ ЕН 100т° | 2.640 | 573.11 | 1513.01 
本 页 小 计 240173. 67 
合计 240173. 67 





























5.3.2 清单 计价 法 园 路 园 桥 工程 计价 


1. 园 路 园 桥 工程 项 目 综合 单价 分 析 
杭州 市 某 公 园 内 设计 有 17m 关 2. 2m 水 刷 混凝土 网 路 、100mX1. 5m 石板 冰 梅 园 路 、 
150mX1. 5m 石板 冰 梅 整 石 收 边 园 路 、80m 尖 lm 水洗 石 园 路 、8 个 树 池 围 牙 、 木 桥 1 座 、 
ДН 1 处 ,结构 如 图 5.28 一 图 5.32 所 示 。 管 理 费 与 利润 按 中 值 取 ， 管理 费 率 为 
19%、 利 润 费 率 为 11%。 请 分 析 各 项 清单 项 目的 综合 单价 。 
1) 水 刷 混凝土 路 面 综合 单价 分 析 
(1) 3 ;7 灰 土 垫 层 ， 套 用 定额 4- 125 换 。 定 额 工程 量 为 1. 122010т*) 
人 工 费 ，228. 57Ж1.1=251. 43( 元 /10ms ) 。 
МЕН: 808. 61 元 /10ms 。 
机 械 费 ，9. 59 元 /10mi 。 
3%: (251. 43 十 9. 59) Х19%=49. 60( 元 /10ms ) 。 
利润 : (251. 43 十 9. 59)X11% 一 28.71( 元 /10ms ) 。 
小 计 : 251. 43 十 808. 61 十 9. 59 十 49. 60 十 28. 71=1147. 49( 元 /10ms ) 。 
(2) ваза: 套用 定额 2 - 47。 定 额 工程 量 为 0. 935(10mi ) 。 
人 工 费 ，284. 71 元 /10ma 。 
МЕН: 790. 80 元 /10ms 。 
机 械 费 : 0 元 /10nm 。 
管理 费 : (284. 714-0) Ж19% =54. 10( 元 /10ms) 。 
利润 : (284. 71 十 0) X11%% 一 31. 32( 元 /10ms) 。 
小 计 : 284. 71 十 790. 80 十 0 十 54. 10 十 31. 32=1160. 93( 元 /10ms ) 。 
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СЗ) 水 刷 混凝土 路 面 :套用 定额 2- 53 换 十 2- 54 换 。 定 额 工程 量 为 3.74(10m?)。 

ЛТ: 173. 47 十 4. 29X3 二 186. 34( 元 /10m?)。 

材料 费 ， 277. 84 十 20. 66X3 一 339. 82( 元 /10m2 ) 。 

机 械 费 : 0 元 /10nm 。 

管理 费 ，(186. 34 十 0) <1900--35. 40( 元 /10m2 ) 。 

利润 : (186. 34 十 0) 10 --20. 50( 元 /10m2 ) 。 

小 计 : 186. 34 十 339. 82 十 0 十 35. 40 十 20. 50=582. 06( 元 /10m2 ) 。 

(4) 水 刷 混 凝 土路 面 综 合 单价 。 清 单 工程 量 37. 40m? 。 

人 工 费 : (251. 43X1.122 十 284.71X0.935 十 186.34X3.74) 二 37.40 一 33. 30 
(元 /m2 ) 。 

材料 费 : (808. 61 х1. 122 4-790. 80 Х0. 935 +339. 82 Х 3. 74) — 37. 40 = 78. 01 
(Ts 

机 械 费 ，(9. 59Ж1. 122--0--0)-—= 37. 4=0. 29( 元 /m?)。 

管理 费 ，(49. 60X1. 122 十 54. 10X0. 935 十 35. 40X3:74)37. 40=6. 38( 元 /m2 ) 。 

利润 : (28. 711. 122+31. 32X0. 935 十 20. 503. 74)--37. 40=3. 69( 元 /m2 ) 。 

综合 单价 ，33. 30 十 78. 01 十 0. 29 十 6. 38 十 3. 69=121. 67( 元 /m2 ) 。 

其 综合 单价 分 析 见 表 5. 18。 


表 5.18 水 刷 混凝土 综合 单价 分 析 表 





т 





























计量 综合 单价 (元 ) а 
项 目 编码 | 项 目 名 称 “| 单位 | 数量 -一 | 合计 (元 ) 

人 工 费 | 材料 费 | 机械 费 | 管理 费 | 利润 | 小 计 

нүн 
050201001001| — 水 刷 混凝土 п 37.4 | 33. 30.| 78:01 | 0. 29 6. 38 3.69 |121. 67| 4550. 46 
ди 
ср зара 

4- 125 № 3 10m |1. 122|251. 43| 808. 61| 9.59 | 49. 60 | 28.71 1147. 49 1287. 48 
2-47 мы 10 |0. 935| 284. 71| 790. 80| 0.00 | 54.10 | 31.32 1160. 93| 1085. 47 

2- 53 换 十 | 水 刷 混凝土 | ,| 。， 5 ; 
А 0 3. 74 . 34| 339. 82 „00 | 35.40 | 20. 50 |582. 06 Е 
2-54% 面 厚 12em 10m | 3.74 |186. 34|339. 82| 0.0 35.4 0. 50 | 58; 6| 2176. 90 






































2) 水 刷 混 凝 土路 面 路 牙 综 合 单价 分 析 
其 综合 单价 分 析 见 表 5. 19。 


表 5.19 水 刷 混凝土 路 面 路 牙 综 合 单价 分 析 表 























计量 综合 单价 (元 ) _ 
项 目 编码 项 目 名 称 “| 单位 | 数量 合计 (元 ) 
А 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 小 计 
А Г 水 刷 混凝土 Р ПЕР а 

050201003001 ИНО та 34 6.49 | 6.49 | 0.00 | 1.23 | 0.71 | 14.92 | 507. 28 
园 路 面 层 

2-85 混凝土 路 牙 铺 | 10п | 3.4 | 64.86 | 64.88 | 0.00 | 12.32 | 7.13 |149. 19| 507.25 
Ж 10X30cm 
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3) 石板 冰 梅 园 路 综合 单价 分 析 














其 综合 单价 分 析 见 表 5. 20。 


表 5. 20 石板 冰 梅 园 路 综合 单价 分 析 表 























































































































计量 综合 单价 (元 ) БЕ 
项 目 编码 项 目 名 称 单位 数量 合计 (元 ) 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 ли 
050201001002 Ж 板 冰 梅 п? | 150 | 75.10 |163.20| 0.42 | 14.35 | 8.31 |261.38| 39207. 00 
2-44 ви” 100 | 15 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 1.93 | 22.81 | 342. 15 
园 路 基层 Е 5 ра Е 
2-47 кыа 10m | 1.5 |284.71|790. 80| 0.00 | 54.10 | 31.32 |1160.93 1741.40 
园 路 基层 я ше ы 8 А 
2-48 混凝土 垫 层 10m 1.5 |709. 82|1883. 90| 41.97.4142. 84| 82. 70 |2861. 23 4291. 85 
石板 冰 梅 面 
2-66 % 离 缝 板 厚 4cm| 10m: | 15 |634. 04| 1364.72! 0.00 |120. 47| 69. 74 |2188. 97 32834. 55 
水 泥 砂浆 1:3 
4) 石板 冰 梅 整 石 收 边 园 路 综合 单价 分 析 
其 综合 单价 分 析 见 表 5. 21. 
表 5.21 石板 冰 梅 整 石 收 边 园 路 综合 单价 分 析 表 
计量 综合 单价 (元 ) Е: 
项 目 编码 项 目 名 称 单位 数量 合计 (元 ) 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 小 计 
050201001003 ода т? 225 | 34.40 |109.06| 0.70 | 6.67 | 3.86 |154.69| 34805. 25 
2-44 а 10m: | 22.5 | 17.55 | 0.00 | 0.00 3.33 | 1.93 | 22. 81 513. 23 
_ ШЕТ есе ара ° 
2-47 побира 10пъ | 2.55 | 284. 71 | 790. 80| 0.00 | 54.10 | 31.32 1160. 93 2960. 37 
园 路 基层 ч я 
-4 в |2. 09. 82 .9 Е .70 Е 424. 
2- 48 混凝土 垫 层 10 | 2. 595 | 709. 82 |1883. 90 41. 97 | 142. 84| 82. 70 |2861. 20 7424. 81 
30mm Ш Ж 
2-62 % 纹 板 岩 碎 拼 10п | 16.5 | 198. 66|754.18| 0.00 | 37.75 | 21.85 |1012. 44 16705. 26 
水 泥 砂 浆 1 : 3 
50mm 黄 锈 
2-76 换 人 101" | 6 |250.00|865.03| 7.97 | 49.01 | 28.38 1200.39 7202. 34 
水 泥 砂浆 1: 3 
5) 水 洗 石 园 路 综合 单价 分 析 





其 综合 单价 分 析 见 表 5.22. 
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表 5.22 水 洗 石 园 路 综合 单价 分 析 表 




































































计量 | 综合 单价 (元 ) es 
项 目 编码 项 目 名 称 单位 数量 一 | 合计 (元 ) 
в 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 ли 
050201001004| ”水 洗 厂 园 路 | пе | 80 | 58.o6|65.80| 1.11 | 11.24 | 6.51 |142.72| 11417. 60 
2-44 даи 10? | 8 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 1.93 | 22.81 | 182.48 
а 园 路 基层 А В Е Р 由、 
2-4 тея 10m | 1.2 |284. 71 790. 80| 0.00 | 54.10 | 31.32 1160.93 1393. 12 
园 路 基层 
混凝土 垫 层 现 
2-48 10ms | 0.8 |709. 80 1982. 71| 41. 97 | 142. 84| 82. 70 [2960.04 2368. 03 
Ж ранни От І І + 
С20(40) 
греене 
2-51 洗 米 石 厚 | lonz | 8 |449.35|341.06| 6.01 | 86.69 50.19 |934.20 7473. 60 
20mm 
шаар ер. 

















6) 树 池 围 牙 综合 单价 4 
其 综合 иа 5 


Ж5.23 树 池 围 牙 综合 单价 分 析 表 











计量 综合 单价 (元 ) Бине 
项 目 编码 项 目 名 称 单位 数量 -一 | 合计 (元 ) 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 小 计 
050201004001| ШЕЯ т |40.64| 4.99 |-4:58 | 0.00 | 0.95 | 0.55 | 11.07 | 449. 88 
园 路 面 层 
2-83 混凝土 树 池 围 | 10m |4. 064| 49. 88 | 45.81 | 0.00 | 9.48 | 5.49 |110.66| 449.72 
牙 7X15cm 





























其 综合 : о #5. 24. 


表 5. 24 木 制 步 桥 综合 单价 分 析 表 























Е = 
计量 综合 单价 (元 ) 合计 
项 目 编码 项 目 名 称 单位 数量 (元 ) 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 ли 25 
050201014001] ” 木 制 步 桥 т? | 119 | 61.53 |7 2.23 | 12.12 | 7.01 |788. 48| 93829. 12 
2000mm Ж 
2-96 % | 200mmX60mm| 100? | 11.9 |186. 0613748. 23 10. 20 | 37. 29 | 21. 59 |4003. 27| 47638. 91 
防腐 木 桥 面 
30mm 
8-167 换 | 200mm 防腐 侧 | 1om | 10 | 26.60 |385.35| 1.21 | 5.28 | 3.06 |421.50| 4215.00 
木 档 
180mm ОХ 
-5 з |1.769|780. 24|5702. 69| 20. 19 | 152. 0 | 743. 25 В 
3-58 А Они КИ: ms |1.769| 780. 24 |5702. 69] 20. 19 | 152. 08| 88. 05 |6743. 25] 11928. 81 
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续 表 
= 综合 单价 (元 ) 2 
计量 $ 
项 目 编码 | 。 项目 名 称 ПЯ ня гш 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 ли д 
80mm х 
3-5 + 10. 592 780. 24 |5702. 69] 20. 19 | 152. ‚05 |6743. 25| 3992. 
3-58 | н ma |0.592| 780. 24 |5702. 69] 20. 19 |152. 08| 88. 05 |6743. 25| 3992. 00 
80mm Хх 
3-58 换 |100mm 木 扶 | ms |3. 44 | 780. 2415702. 69] 20. 19 |152. 08| 88. 05 |6743. 25) 23196. 78 
+, ЖЖ 
Опт Х 
з-бод |. Тота ms | 0.4 |789. 95 6065. 26| 37.57 |157. 23| 91.03 |7141. 04 2856. 42 
50mm ЖК 



































8) Ф тте ОТ 
其 综合 单价 分 析 见 表 5. 25. 


表 5.25 石 砌 驳 岸 综合 单价 分 析 表 








计量 综合 单价 (元 ) = 
项 目 编码 项 目 名 称 位 数量 合计 (元 ) 

#6 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 小 计 
050202001001 1% т? | 286 85.46 |140. 39| 2.72 | 16.75 | 9.70 |255.02| 72935. 72 





毛 石 墙 水 泥 


От“ | 28. 6 | 808. 4011397. 50|. 26.9. 58. 91. 89 |2483. 44 026. 36 
砂浆 M5.0 10m 8. 6 | 808. 40 |1397. 50] 26.94 | 158. 71| 91. 89 |2483. 44 71026. 38 


5-58 % 





水 泥 砂浆 勾 


7-94 
ЗЕ вани 


100т | 2. 64 1500. 50| 69. 68 | 2.93 | 95.65 | 55. 38 |724. 14| 1911. 73 
































к] 


2. 园 路 园 桥 工程 工程 量 清单 计价 
某 公 园 园 路 园 桥 工程 投标 报价 书 见 表 5. 26 一 表 5. 28. 
表 5.26 某 公园 景观 工程 投标 报价 书 封面 























投标 总 价 

建设 单位 : 
工程 名 称 : 某 公 园 景观 工程 
投标 总 价 (小 写 ) 278329 元 

СК) мазе ВИЕ НЧА ЗАО 
投标 人 : (单位 盖 章 ) 
法 定 代表 人 : (签字 或 盖 章 ) 
编制 人 : (签字 及 盖 执 业 专 用 章 ) 





编制 时 间 : 年 月 日 
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表 5.27 某 公园 景观 工程 投标 报价 编制 说 明 





编制 说 明 

一 、 工 程 概况 

本 工程 是 杭州 市 某 公园 景观 工程 有 17mX2.2m 水 刷 混凝土 园 路 、100mX1. 5m 石板 冰 梅 园 路 、 
150mX1. 5m 石板 冰 梅 整 石 收 边 园 路 、80mX lm 水 洗 石 园 路 、8 个 树 池 围 牙 、 木 桥 1 座 、 点 风景 石 1 
块 、 、 淮 筑 土 山 1 座 、 Ашина. 

、 编 制 依据 
杭州 某 公园 景观 工程 施工 图 纸 。 
《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》(2010 版 ) 。 
《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 。 
《浙江 省 施工 机 械 台 班 费 用 定额 参考 单价 》(2010 版 ) 。 
材料 价格 按 浙江 省 2012 年 第 5 期 人 
人工 价格 按 定额 价 ， 
、 编 制 说 明 

1. 本 工程 规 费 按 浙 江 省 建设 工程 施工 取 费 定额 计 取 ， 农 民工 工伤 保险 费 按 0. 114% 计 取 ; 税金 按 市 
иа > 3.577% 计 取 。 
2. 本 工程 综合 费用 按 园 林 景 区 工程 二 类 中 值 考 虑 ， 取 费 基 数 为 人 工 费 十 机 械 费 。 

3. 安全 文明 施工 费 、 建 设 工程 检验 试验 费 、 已 完工 程 及 设备 保护 费 、 二 次 搬运 费 均 按 《 浙 江 省 建设 
工程 施工 取 费 定额 》(2010 版 ) 相 应 的 中 值 计 入 。 



































ta 





表 5.28 某 公园 景观 工程 报价 汇总 表 
工程 名 称 ， 杭州 某 公园 景观 工程 





















































序号 内 а 报价 合计 (元 ) 
分 部 分 项 工程 量 清单 257704 
二 莹 施 项 目 清单 (1 十 2) 2998 
1 组 织 措施 项 目 清单 2998 
技术 措施 项 目 清单 0.00 
= 其 他 项 目 清单 0. 00 
四 规 费 [3 十 4 十 5] 8015 
3 排污 费 、 社 保费 、 公 积 金 7709 
4 危险 作业 意外 伤害 保险 费 0.00 
5 民工 工伤 保险 费 [( 一 十 二 十 三 十 3 十 4) ж 306 
Е 税金 [( 一 十 二 十 三 十 四 )X 费 率 ] 9612 
А 总 报价 (一 十 二 十 三 十 四 十 五 ) 278329 
总 报价 (大 写 ) : заела нама ос 
投标 人 :( 盖 章 ) 法 定 代 表 人 或 委托 代理 人 : (签字 或 盖 章 ) 





其 分 部 分 项 工程 量 清单 及 计价 见 表 5. 29， 其 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 见 表 5. 30; 
组 织 措施 项 目 清单 及 计价 见 表 5. 31。 
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园 机 工程 计 星 与 计价 
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第 5 意 ” 园 路 园 桥 工程 计量 与 计价 


表 5.31 某 公园 景观 工程 组 织 措施 项 目 清单 及 计价 表 





















































工程 名 称 : 杭州 某 公园 景观 工程 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 单位 数量 金额 (元 ) 备注 

1 安全 文明 施工 费 项 1 2285. 00 

2 建设 工程 检验 试验 费 项 1 380. 00 

3 提前 竣工 增加 费 项 1 0.00 

4 已 完工 程 及 设备 保护 费 项 1 47.00 

5 二 次 搬运 费 项 1 123. 00 

6 夜间 施工 增加 费 项 1 23. 00 

7 冬 雨 季 施 工 增加 费 项 1 140. 00 

8 行车 、 行 人 干扰 增加 费 项 1 0.00 

вон 2998. 00 

投标 人 : СЙ 法 定 代表 人 或 委托 代理 人 : (签字 




















习 题 

一 、 填 空 题 
1. 园 路 按 路 面 材质 的 不 同 、 形 式 不 同 、 要 求 不 同 可 分 8 种 :_  、， 、 
2. 园 路 结构 一 般 分 为 : 
3. 园林 中 的 桥 一 般 有 ` ` ` 、 等 多 种 
二 、 选 择 题 
1. 树 池 围 牙 、 盖 板 的 工程 量 按 ( ОТ. 
А. т В. т С. т р. от? 
2. 金刚 墙 砌 筑 的 工程 量 以 ( ) 计 算 。 
A. 项 В. т С. п Р”. т 
3. 石 旋 脸 的 工程 量 以 ( ЗН. 
А. т В. т С. т р. 块 

、 思 考题 


1. 网 路 通常 包含 哪些 清单 项 目 ? 其 清单 与 定额 工程 量 计 算 规 则 如 何 ? 

2. 园 桥 通 常 包含 哪些 清单 项 目 ? 其 清单 与 定额 工程 量 计算 规则 如 何 ? 

四 、 案 例 分 析 

1. 如 图 5. 34 所 示 为 嵌 草 砖 铺 装 局 部 示意 图 ， 按 清单 计价 规范 编制 工程 量 清单 。 
2. 某 景区 园林 景观 工程 ， 石 板 冰 梅 园 路 的 工程 量 清单 见 表 5. 32。 
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аенын 























| 5600 + 
а) 
图 5.34 кта 
表 5.32 石板 冰 梅 园 路 工程 量 清单 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 计量 单位 | 工程 数量 

石板 冰 梅 园 路 : 

50mm 厚 黄 砂 干 铺 40mm 厚 冰 梅 石板 园 路 面 
1 050201001001 | СЖ 1.2т, К 10%); C15 混凝土 垫 层 100mm п 12 


00mm 厚 ; 





厚 ; M2. 5 混合 砂浆 灌浆 块 石 热 层 
整理 路 床 ( 宽 2.2m, 长 11m) 








按 定额 项 目 进行 石板 冰 梅 园 路 综合 单价 的 计算 ， 管 理 费 、 利 润 分 别 按 人 工 费 与 机 械 费 





之 和 的 
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2%、10% 计 算 。 计 算 过 程 均 保 留 两 位 小 数 。 





第 日 总 
园林 景观 工程 计量 与 计价 


园林 景观 工程 内 容 丰 富 ， 形 式 多 样 ， 种 类 繁多 ,主要 包括 园林 小 品 和 堆 塑 装 饰 。 园 林 小 
品 是 园林 中 供 休息 、 装 饰 、 景 观照 明 、 展 示 和 为 园林 管理 及 方便 游人 之 用 的 小 型 设施 ， 一 般 
设 有 内 部 空间 ， 体 量 小 巧 ， 造 型 别致 。 园 林 小 品 既 能 美化 环境 ， 丰 富 园 趣 ， 为 游人 提供 休息 
和 公共 活动 的 方便 ， 又 能 使 游人 从 中 获得 美的 感受 和 良好 的 教 益 。 堆 塑 装饰 造型 丰富 ， 可 以 
制作 成 各 种 构件 ， 常 见 的 有 塑 松树 皮 、 塑 竹 节 、 塑 木 纹 、 塑 树 头 、 塑 黄 竹 、 塑 松 棍 等 。 

园林 景观 工程 量 大 、 样 多 , 在 国家 标准 《园林 绿化 工程 工程 量 计 算 规范 ) (СВ 
50858 一 2013) 规 定 下 ， 园 林 景 观 工程 如 何 正 确 列 项 ? 在 《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 
预算 定额 》(2010 版 ) 中 园林 景观 工程 如 何 正确 列 项 ? 如 何 进行 园林 景观 工程 定额 子 目 的 
套用 与 换算 ? 如 何 进 行 园林 景观 工程 定额 计价 与 清单 计价 ”这 些 都 是 学 习 本 章 要 理解 和 党 
握 的 问题 。 


СомевЕ ) 
1. 了 解 园林 景观 工程 基础 知识 。 


2. 掌握 园林 景观 工程 工程 量 清单 和 工程 量 清单 计价 表 的 编制 。 
3. 掌握 园林 景观 工程 定额 工程 量 的 计算 规则 、 定 额 套用 与 换算 以 及 预算 书 的 编制 。 




















С азкж ) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
(1) 了 解 园林 景观 内 容 
кл, (2) 熟悉 园林 景观 类 型 а 
Я эже (1) 熟悉 园林 景观 工程 施工 图 
,园林 景观 工程 量 清单 | (2) 学 握 园林 景观 工程 清单 项 目的 设置 方法 及 清单 | .。 因 林 景 观 工程 量 
编制 清单 
编制 
园林 景观 工程 量 清单 | (1) 掌握 园林 景观 工程 综合 单价 的 组 价 与 计算 综合 单价 分 析 
计价 表 的 编制 (2) 熟悉 园林 景观 工程 清单 计价 表 的 内 容 Саи 
园林 景观 工程 定额 工 | (1) 理解 园林 景观 工程 定额 工程 量 计算 规则 园林 景观 定额 
程 量 计算 (2) 掌握 园林 景观 工程 定额 工程 量 的 计算 тт 
园林 景观 工程 定额 的 (1) 掌握 园林 景观 工程 定额 套用 换算 
套 取 与 换算 (2) 熟 各 各 种 换算 系数 及 其 使 用 方法 
яж е г 45 
БТЕ ваинтатнялнизиянт 工程 预算 书 
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园林 工程 计量 与 计价 


ЕЧ 基本 概念 


假山 : 
构筑 物 。 
置 石 : 
援 山 : 
за: 
ЯФ: 
яж: 
Ве: 
仅 有 围栏 ， 
花架 : 


ЖЖ: 


园林 中 以 造 景 或 登高 览胜 为 目的 ， 用 土 、 石 等 材料 人 工 构筑 的 模仿 自然 山 景 的 


以 石材 或 仿 石 材料 布置 成 自然 露 岩 景 观 的 造 景 手法 。 

用 自然 山石 援 登 成 假山 。 

用 艺术 手法 将 人 工 材料 塑造 成 假山 。 

供 游人 休息 、 观 景 或 构成 景观 的 开 敞 或 半 开 敞 的 小 型 园林 建筑 。 

园林 中 屋 检 下 的 过 道 以 及 独立 有 顶 的 过 道 。 

利用 地 形 或 在 地 面 上 全 土 、 筑 石 成 台 形 ,顶部 平整 ,一般 在 台 上 建屋 宇 房 舍 或 
供 游人 登高 览胜 的 园林 构筑 物 。 

可 攀 扑 植物 ， 并 提供 游人 氮 阴 、 休 息 和 观 景 之 用 的 棚 架 或 格子 架 。 

经 加 压 后 形成 的 喷涌 水 流 。 





Фа 


城市 公园 、 城 市 广场 、 城 市 道路 、 居 住 小 区 中 随处 可 见 美 观 、 


Я ЖЗ ЖЖЖ 


ти. ЯЕМЕН, ЖОЮ 6.1), 





ЯЯМЖ Я, ЯЖН. ИМ, ЖИ: Е. КМ, 时 尚 、 舒 适 的 座 椅 、 座 区 应 当 如 何 计 
价 呢 ? 
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Ям 园林 景观 工程 计量 与 计价 


| 6. 1 园林 景观 工程 


6.1.1 假山 














“ 园 无 石 不 秀 ， 室 无 石 不 雅 ， 山 无 石 不 奇 ， ЖАНА”, ВНИИ ИЕ 
石山 在 网 林 造 网 艺术 中 有 着 举足轻重 的 作用 。 假 山 炙 石 是 指 采 用 自然 景 石 堆 秋 成 山石 、 立 
峰 以 及 溪流 、 水 池 、 花 坛 等 处 的 景 石 堆 置 或 散 置 。 塑 假 石山 是 根据 设计 师 的 设计 构思 ， 先 
做 一 个 模型 ， 再 用 砖 石 和 水 泥 砂 浆 砌 筑 成 大 致 轮廓 ， 或 用 钢 骨 架 、 钢 丝 网 绑扎 成 大 致 杠 
架 ， 然 后 依照 天 然 石 纹 进 行 表面 深加工 ， 塑 造 出 逼真 效果 的 假 石山 ， 根 据 塑 造 的 材料 可 分 
为 砖 石 骨架 塑 假 石山 、 钢 骨架 钢丝 网 塑 假 石 山 及 其 他 材料 塑 假 石山 。 

湖 石 假山 是 指 以 湖 石 为 主 ， 辅 以 条 石 或 钢筋 混凝土 预制 板 ， 用 水 泥 砂浆 、 细 石 混凝土 
和 连接 铁 件 等 堆砌 而 成 的 假山 。 该 种 假山 造型 丰富 多 彩 、 玲 珑 多 姿 ， 是 园林 造 景 中 常用 的 
一 种 小 型 假山 。 

湖 石 是 指 石 灰 岩 经 水 常年 溶 蚀 所 形成 的 二 种 多 孔 纹 岩 石 具有 瘦 、 铲 、 透 、 漏 等 特点 ， 
常用 的 有 太湖 石 、 房 山石 、 英 石 、 灵 壁 石 、 宣 石 。 江 浙 一 带 此 石 颜色 浅 灰 泛 白 ， 色 调 丰 润 
柔和， 质地 清脆 易 损 。 该 石 的 特点 是 经 水 常年 洲 蚀 形成 大 小 不 一 的 洞 窝 和 环 沟 ， 具 有 圆润 
柔 由 、 骨 空 婉转 、 玲 珑 剔透 之 外 形 ， 扣 之 有 声 。 此 石 以 产 于 太湖 洞庭 山 的 太湖 石 为 最 优 
[图 6. 2(a)]。 浙 江湖 州 、 长 兴 `、 桐 让 、 建 德 等 地 均 有 出 产 ， 但 品质 次 之 。 






































а) 太湖 石 (b) 房山 石 (сє) 英 石 
图 6.2 湖 石 种 类 

黄石 假山 是 指 以 黄石 为 主 辅 以 条 石 或 钢筋 
混凝土 预制 板 ， 用 水 泥 砂 浆 、 细 石 混凝土 和 连 
接 铁 件 等 堆砌 而 成 的 假山 ， 该 假山 造型 浑厚 朴 
实 、 雄 浑 挺 括 、 古 朴 大 气 ， 是 园林 造 景 艺术 中 

堆砌 大 型 假山 时 常 选用 的 一 种 假山 (图 6. 3). 
整 块 湖 石 峰 是 指 底 大 上 小 具有 单独 欣赏 价 
值 的 峰 形 湖 石 ， 可 作为 独立 石 景 ， 如 苏州 留 园 
中 的 “ 冠 云 峰 ”( 图 6.4)。 杭 州 江南 名 石 苑 中 的 
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园林 工程 计量 与 计价 





第 十 中 学 的 “ 瑞 云 峰 ”( 图 6. 6) 和 上 海 物 园 中 的 “玉玲 珑 ” 























“ 络 云 峰 ”( 图 6.5) ЭКА 
(图 6. 7) 就 是 有 名 的 整 块 湖 石 峰 。 

















图 6.5 421% 























图 6.6 瑞 云 峰 图 6.7 玉玲 珑 
人 造 湖 石 峰 是 指 用 若干 块 湖 石 ， 辅 以 条 石 或 钢筋 混凝土 预制 板 ， 用 水 泥 砂 浆 、 细 石 混 





族 土 和 铁 件 堆砌 起 来 ， 形 成 石 峰 造型 的 一 种 假山 峰 。 
人 造 黄石 峰 是 指 用 若干 块 黄石 辅 以 条 石 或 钢筋 混凝土 预制 板 ， 用 水 泥 砂 浆 、 细 石 混 凝 


上 和 铁 件 堆砌 起 来 ， 形 成 石 峰 造型 的 一 种 假山 。 
石笋 是 指 一 种 呈 条 状 的 水 成 岩 ， 在 园林 造 景 中 常 直立 放置 于 庭院 角落 ， 边 上 配 以 芭 


全 、 羽 毛 机 、 竹 等 观赏 植物 ， 此 石 形 似 竹 筹 ， 故 称 石笋 (图 6. 8) 。 
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(а) А21] тж» (с) 乌 炭 第 (9) Ж (с) 钟乳石 笋 
图 6.8 石笋 石 


6.1.2 景观 这 


亭 (凉亭 ) 是 一 种 中 国 传统 建筑 ， 多 建 于 路 旁 ， 供 行人 休息 、 乘 凉 或 观 景 用 。 亭 一 般 为 
开 敞 性 结构 ， 没 有 围墙 ， 顶 部 可 分 为 六 角 、 八 角 、 圆 形 等 多 种 形状 (图 6. 9 一 图 6. 12). 








(9) 六 角 亭 (北京 中 山 公园 ) (е) 八角 亭 (北海 公园 昆 邱 亭 ) (© 九 角 亭 ( 太 原 纯 阳 宫 ) 








图 6.9 多 角 亭 
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ql ШД | we 
12222 ШШ, 





(а) 北海 见 春 亭 (Б) ВЕ ҖЕ 
86.10 圆 形 亭 





(а) 北京 北海 延 南村 扇面 亭 (Б) 苏州 拙 政 园 与 谁 同 坐 轩 肩 面 亭 (с) 苏州 天 平山 更 衣 亭 (局 六 角形 ) 


图 6.11 异形 亭 





(а) 北京 中 海 双环 亭 сж 胜 亭 (с) 北京 颐和园 
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亭 的 体形 较 小 ， 造 型 却 多 种 多 样 : 从 平面 形状 看 有 圆 形 、 .方形 、 多 边 形 、 ы 从 
体 量 看 有 单 体 的 也 有 组 合式 的 ; 从 亭 项 的 形式 看 有 攒 尖顶 ла ке 
有 单 榴 的 、 重 榴 的 (图 6. 13) ;从 亭子 位 置 看 有 山 亭 В ч 
看 有 木 构架 的 瓦 亭 、 石 材 亭 、 竹 亭 、 仿 木 亭 、 ЛИШ 





























(а) ЕР ЕЕ (с) 上 贺 下 方形 重 榴 
图 6.13 == 


6.1.3 № 
廊 是 指 屋檐 下 的 过 道 、 房 屋内 的 通道 或 独立 有 项 的 通道 ， 包括 回廊 和 游 廊 ， 具 有 遮 
阳 、 防 雨 、 小 短 等 功能 。 廊 是 建筑 的 组 成 部 分 ， 也 是 构成 建筑 外 观 特点 和 划分 空间 格局 的 
重要 手段 。 
廊 在 园林 中 应 用 广泛 。 园 林 中 的 沪 





第 则 可 以 划分 景区 ， 间 的 变化 ， 增 加 景深 和 
引导 游人 。 人 休息 以 外 ,更 重要 的 功能 是 组 织 观 赏 景物 的 游览 
路 线 ， 同 时 它 也 是 划 分 园林 空间 的 重要 手段 。 廊 本 身 具 有 一 定 的 观赏 价值 ， 在 ааа си 
可 以 独立 成 景 。 廊 按 平面 形式 可 分 为 直 廊 、 曲 廊 ( 图 6.14)、 回 廊 ( 图 6.15); 
可 分 为 两 面 带 柱 的 空 廊 ( 图 6. 16)、 一 面 为 柱 一 面 为 墙 的 半 廊 (图 6. 17)、 两 面 为 柱 ич 
墙 的 复 廊 (图 6. 18); Н пу ЖЕ, ЛЕШЕ СРЯ 6. 19)、 水 廊 、 桥 廊 ( 图 6.2 

廊 一 般 为 长 条 形 建 筑 物 ， 从 平面 和 空间 上 看 都 是 相同 的 建筑 单元 “ 间 ” 指 ала, 廊 
柱 之 间 常 设 有 座 合 、 栏 杆 。 亡 项 的 形式 多 作成 卷 棚 、 坡 项 。 亭 项 上 多 采用 瓦 结 构 ， 语 内 常 
以 彩绘 作 装 饰 。 廊 还 可 以 与 其 他 建筑 相 结合 产生 其 他 新 的 功能 。 
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6.18 Ө 


6.1.4 花架 





ИЕ, 93 





6.16 3% 


花架 是 指 


ж, Эй. Ж 





изиш. Ж 
或 一 面 悬 挑 


格 架 供 攀 缘 植 物 攀 


点 缀 园 景 。 花 架 的 


以 各 种 材料 作 空 格 ， 


图 6.19 Ш 






用 刚性 材料 构成 一 定形 状 的 


附 的 园林 设施 ， 


Хит 


架 可 作 谈 了 明 休 息 之 用 ， 并 可 


РЖ їз Н, Ж 
花架 和 独立 花架 。 廊 式 花 架 最 为 常见 ， 片 
版 支承 于 左右 梁 柱 上 , 游人 可 入 内 休息 。 


版 网 固 于 单 向 梁 柱 上 ， 两 边 
形体 轻盈 活泼 。 独 立 式 花架 ， 





构成 墙 垣 、 花 瓶 、 伞 


86.20 #8 亭 等 形状 ， 用 蔷 本 植物 缠绕 成 型 ， 供 观 


赏 用 。 

















1 工 ， 但 耐久 1 




















(图 6. 22)。 钢 筋 混 凝 土 可 


灵活 多 样 ， 
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Ам. в 


最 为 广泛 (图 6. 23) 。 石 材 厚 实 耐 

















但 运输 不 便 ， 常 








| 的 建筑 材料 有 人 竹 木材 、 钢 筋 混凝土 、 石 材 、 金 属 材 料 。 竹 木材 朴实 、 自 然 、 
性差 (图 6.21)。 竹 材 限于 强度 及 断面 尺寸 ， 梁 柱 间 距 不 宜 过 大 
根据 设计 要 求 浇灌 成 各 种 形状 ,也 可 作成 预制 构件 ， 现 场 安装 ， 











j 块 料 作 





Фоа 园林 景观 工程 计量 与 计价 











花架 柱 。 金 属 材料 轻巧 易 制 ， 构 件 断 面 及 自重 均 小 ， 采 用 时 要 注意 使 用 地 区 和 选择 攀缘 植 
物种 类 ， 以 免 炙 伤 嫩 枝 叶 ， 并 应 经 常 油 漆 养 护 ， 以 防 脱 漆 腐 蚀 (图 6. 24) 。 




















图 6.22 竹 结构 花架 


6.1.5 喷泉 


园林 中 以 水 为 主题 形成 的 景观 称 为 水 景 。 水 的 声 、 
形 、 色 、 光 都 可 以 成 为 人 们 观赏 的 对 象 。 园 林 中 的 水 
有 动静 之 分 ， 园 中 的 水 池 是 静水 ， 而 溪 润 、 瀑 布 是 动 
水 。 静 水 给 人 以 安详 、 A ea 
想到 灵动 ， 使 人 感受 到 生命 力 。 园 林 水 景 一 般 常 见 的 
有 池 沼 、 戏 水 、 水 洞 、 ЩЕ 6.25), ВАСА 6. 26), 
喷泉 (图 6.27) нж. ЖКА. 图 6.24 钢 结构 花架 








图 6.25 管 流 图 6.26 瀑布 图 6.27 喷泉 
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6.1.6 ДАМУ 





园 椅 、 园 使 是 各 种 园林 绿地 及 城市 广场 中 心 必 备 的 设施 。 它 们 常 被 设置 在 人 们 需要 就 
座 吹 息 、 环 境 优 美 、 有 景 可 赏 之 处 。 园 使 、 园 椅 既 可 单独 设置 ， 也 可 成 组 布置 既 可 自 
分 散布 置 ， 也 可 有 规则 地 连续 布置 。 园 椅 、 园 但 也 可 与 花坛 等 其 他 小 品 组 合 形成 一 个 整 
体 。 园 椅 、 园 疑 的 造型 要 轻巧 美观 ， 形 式 活泼 多 样 ， 构 造 要 简单 ， 制 作 要 方便 ， 结 合 园林 
环境 做 出 具有 特色 的 设计 。 园 椅 、 园 侨 的 高 度 一 般 取 为 35 一 40cm。 常 用 的 做 法 有 钢管 为 
支架 ， 木 板 为 面 的 ;铸铁 为 支架 ， 木 条 为 面 的 (图 6.28); 钢筋 混凝土 现 浇 的 (图 6.20); 
水 磨 石 预制 的 ;竹材 或 木材 制作 的 (图 6. 30); 也 有 就 地 取材 ， 利 用 自然 山石 稍 经 加 工 而 成 
的 ;当然 还 可 采用 其 他 材料 如 大 理 石 、 塑 料 、 玻 璃 纤维 等 。 其 总 体 原 则 不 在 于 材 制 贵贱 ， 
主要 是 要 符合 环境 整体 的 要 求 ， 达 到 和 谐 美 。 























































































































图 6.29 混凝土 椅 





86.30 же 
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座 合 一 般 由 拱手、 靠背、 座 使 面 等 组 成 。 座 使 机 子 一 般 为 了 起 到 装点 之 用 还 做 成 花纹 
状 ， 常 见 的 有 步 步 紧 、 灯 笼 锦 、 龟 背 锦 、 冰 裂纹 等 。 座 幕 一 般 放 置 在 曲线 环境 中 ， 供 人 们 
休息 、 聊 天 、 用 餐 、 看 书 等 。 座 尧 的 形状 一 般 为 方形 、 长 条 形 或 圆 形 等 。 















































6.1.7 花坛 





在 园林 景观 中 花坛 是 很 常见 的 ， 不 论 是 平面 形式 还 是 立体 形式 ， 都 是 千姿百态 的 。 它 
是 随 着 景观 造 景 的 需要 而 设置 的 ， 其 所 用 材料 简易 的 用 砖 砌 ， 稍 复杂 的 采用 钢筋 混凝土 浇 
筑 。 为 配合 景观 和 种 植 ， 花 坛 的 饰 面 还 可 采用 一 些 不 同 颜色 和 不 同 材质 的 做 法 。 

花坛 是 把 花期 相同 的 多 种 花卉 或 不 同 颜色 的 同 种 花 开 种 植 在 一 定 轮廓 的 范围 内 ， 并 组 
成 图 案 的 配置 方法 。 花 坛 可 分 为 花 池 和 花 台 。 

花 池 一 般 是 指 景观 中 的 种 植 池 ， 低 为 池 高 为 台 ， 外 形 形 状 也 是 多 种 多 样 的 (图 6. 31). 
一 般 党 做 景点 的 造 景点 组 或 是 与 其 他 景观 山石 相 结合 组 成 一 景 






































图 6.31 花坛 





花 台 是 将 地 面 抬 高 几 十 厘米 ， 以 砖 石 矮 墙 围 合 ， 其 中 再 植 花木 的 景观 设施 。 它 能 改变 
人 的 欣赏 角度 ， 发 挥 梳 条 下 垂 植物 的 姿态 美 ， 同 时 可 以 和 坐 命 相 结合 供 人 们 休息 。 


| 6. 2 园林 景观 工程 计量 











6.2.1 园林 景观 工程 工程 量 清单 的 编制 


园林 景观 工程 项 目 按 清 单 计价 规 范 附录 С 列 项 ， 包 括 堆 塑 假山 ， ВЖ. РОВ, ЗЕ 
вт, #8, Жар. 喷泉 安装 ， 杂 项 7 个 小 节 共 61 个 清单 项 目 。 
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патентзънп 


1 园林 景观 工程 清单 工程 量 计算 

【 例 6- 1】 某 公园 内 设计 有 一 木 花 架 ， 木材 设计 采用 防腐 菠萝 格 ， 结构 如 图 6. 32 所 
示 ， 求 花架 清单 工程 量 。 

解 : 

300mmX 300mm 防腐 菠萝 格 木 柱 : V 一 (2. 8 十 0. 3)X0.3X0.3X14=3. 9062), 

160mmX 300mm 防腐 菠 葛 格 木 梁 : У= (13. 431 十 19. 381) 0. 16 х0. 3=1. 5751), 


^^ 19381 

































тИ 





(a) 花架 项 平面 图 1:50 


100х250х4500 39 Ке ЖАК. 


160300 ®/ МЎ зоохзоощ нн 











| | || 
ры ры | um 1 um 上 mm | 


(6) 花架 立 面 展开 图 1:50 




















(с) 花架 侧面 图 1:50 1:25 


В 6.32 花架 平 、 立 面 
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100mmX250mmX4500mm 防腐 菠萝 格 木 橡 : V 一 0.1X0.25X4.5X35 一 1.275(ms) 。 








































































其 工程 量 清单 见 表 6. 1 。 
表 6.1 花架 分 部 分 项 工程 量 清单 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 数量 
1 | 050304003001 木 花架 柱 、 梁 е Да пи 3. 006 
2 | 050304003002 | 木 花 架 柱 、 梁 уж, кн Дард 1.575 
Ж Ена Е Жез Ра 100тт Х 250mm X 4500пап 4 с 
3 | 050304003003 木 花 架 柱 、 梁 Ык, Ранен | 1.275 
[86-2] 某 公 园 内 设计 有 14 块 导 示 牌 ， 结 构 如 图 6.33 所 示 ， 求 导 示 牌 清单 工 
程 量 。 
9120 贺 水 清漆 亚 光 
防腐 脱脂 处 理 
=} 
930 不 锈 钢管 
ЭМИЛ З 2 
Я so 有 指示 板 
刻字 刷 清漆 
ЕЕ Е 
А | ~ 
图 6.33 Эт 
解 : 
标志 牌 ，14 个。 
其 工程 量 清单 见 表 6.2. 
#62 导 示 牌 分 部 分 项 工程 量 清 
序号 项 目 编码 项 目 名称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 数量 
办 20mm 防腐 圆 木 立柱 、 清 
漆 亚 光 ， $60mm 防腐 圆 木 横 
1 050307009001 标志 牌 ТА, НШ Ж. опа 不 锈 + 14 
钢管 、 外 刷 仿 木 纹 潜 ，50mm 
厚 指示 板 刻 字 
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\ 
ангена 





016-31 某 公 园 内 设计 有 5 组 石 桌 石 使 ， 石 桌 直 径 700mm， 结 构 如 图 6. 34 所 示 ， 
求 石 桌 石 浣 清单 工程 量 。 














自然 块 石 石板 


Л ЖШШЕ 








86.34 ЗЯЕЖИШ 


解 : 

пял: 5 个 。 

其 工程 量 清单 见 表 6. 3。 

表 6.3 ”五 桌 石 使 分 部 分 项 工程 量 清单 

序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 数量 





石 桌 : 自然 块 石 条 00mm， 
支 墩 高 度 600mm ж а 
пя, 自然 块 石 #350, 支 | " ” 
墩 高 度 350 一 400mm 


1 050305007001 пя 








(а) 平面 示意 图 ®) 断面 示意 图 
6.35 ” 景 石 示意 图 


解 : 点 风景 石 1 块 。 
其 工程 量 清单 见 表 6. 4。 





196 


筷 6 意 ” 园林 景观 工程 计量 与 计价 


表 6.4 点 风景 石 分 部 分 项 工程 量 清单 








序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 тема 
Е 太湖 石 2500mmX 2000mmX 
1 050301005001 点 风景 石 1700mm， 基 础 详 见 图 块 1 























【 例 6-5】 小 游园 内 有 一 土山 丘 ， 如 图 6. 36 所 示 ， 山 丘 水 平 投影 外 接 和 矩形 长 gm， 宽 
5m， 高 em。 求 清单 工程 量 。 

















图 6.36 土山 丘 水 平 投影 图 
解 : 
土山 丘 体积 V=8X5X6X1/3=80;00(mi)。 
其 工程 量 清单 见 表 6. 5。 
表 6.5 堆 筑 土山 丘 分 部 分 项 工程 量 清单 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 数量 








1 050301001001 ХЕ ЕШ. 高 em， 底 外 接 和 矩形 gmX от т? 80.00 








2. 园林 景观 工程 工程 量 清单 


某 公 园 内 设计 有 1 座 花架 、 标 志 牌 14 块 、 石 桌 石 使 5 组 、 点 风景 石 1 в, Ш 
丘 80. 00m? ， 结 构 如 上 图 6. 32 一 图 6.36 所 示 。 其 工程 量 清单 及 计价 见 表 6. 6. 
































6.2.2 园林 景观 工程 定额 工程 量 的 计算 


1 园林 景观 工程 定额 工程 量 的 计算 规则 


(1) 塑 松 ( 杉 ) 树 皮 、 塑 竹 节 竹 片 、 塑 壁画 面 、 塑 木 纹 按 设计 图 示 尺寸 以 展开 面积 计算 。 

(2) 塑 松 棍 、 柱 面 塑 松 皮 ， 塑 黄 竹 按 设 计 图 示 尺 寸 以 “延长 米 ”计算 。 

(3) 墙 柱 面 镀 贴 玻璃 钢 竹 节 片 按 设计 图 示 尺 十 以 展开 面积 计算 。 

(4) 塑 树桩 按 “ 个 ”计算 。 

(5) 水 磨 石 景 窗 、 水 磨 石 平板 使 、 水 磨 木 纹 板 、 非 水 磨 原 色 木 纹 板 、 飞 来 椅 、 预 制 混 
凝 土 花色 栏杆 、 金 属 花色 栏杆 、PVC 花坛 护栏 按 设计 图 示 尺 寸 以 “延长 米 ” 计 算 。 






































197 


园林 工程 计量 与 计价 
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ЖЫШ 园林 景观 工程 计量 与 计价 


(6) 木 制 栏杆 按 “m ”计算 。 
(7) ЕЖА “пи” ЯН. 
(8) 草 屋面 、 树 皮 屋 面 按 设计 图 示 尺 寸 以 “m*” 计 算 。 
(9) 木 花 架 样 按 设 计 图 示 尺 寸 以 “m;” 计 算 。 
(10) 金属 构件 按 “t” 计 算 。 
(11) 木 制 花坛 按 设计 图 示 尺 寸 以 展开 面积 计算 。 
(12) 石 桌 、 石 使 、 石 灯笼 、 塑 仿 石 音箱 按 “ 个 ”计算 。 
(13) 管道 支架 按 管 架 形式 以 “t” 计 算 。 
(14) 喷头 安装 按 不 同 种 类 、 型 号 以 “个 ”计算 。 
(15) 水 泵 网 安装 按 不 同 规格 以 “个 ”计算 。 
(16) 假山 工程 量 按 实际 堆砌 的 假山 石料 以 “t” 计 算 ， 假 山中 铁 件 用 量 设计 与 定额 不 
同时 ， 按 设计 调整 。 
堆砌 假山 工程 量 (tU 三 进 料 验收 的 数量 一 进 料 剩余 数量 
当 没 有 进 料 验收 的 数量 时 ， 和 三成 后 的 假山 可 按 下 述 方法 计算 。 


















































Ф 假山 体积 计算 : 
Ук=Ав XH 
А: Ав ЕТО а ИА 
Hx 贞 山 石 着 地 点 至 最 高 顶点 的 垂直 距离 ， 
Vw#k 一 一 合成 后 的 假山 计算 体积 。 
@ 假山 质量 计算 : 


Wa =2. 6XVAXEK, 
式 中 ;Wi 一 一 假山 石 质量 (1); 
2. 6 一 一 石料 密度 (tm ) ， 石 料 密度 不 同时 按 实 调整 ， 
К, 系数 。 当 Нх< о н. К, НХ 0. 77; М < Нх<2т №}, К, 0.72; 4 
2т<Нх<3Зт 4. К, НХ 0. 65; 4 Зт< Н. Ат В}, К, №0. 60. 
@ 各 种 单 体 孤 峰 及 散 点 石 按 其 单 体 石 料 体积 ( 取 单 体 长 、 宽 、 高 各 自 的 平均 值 乘积 ) 
乘 以 石料 密度 计算 。 
(17) 塑 假 石山 的 工程 量 按 其 外 围 表 面积 以 “m*” 计 算 。 
(18) 堆砌 土山 丘 按 设计 图 示 山 丘 水 平 投影 外 接 和 矩形 面积 乘 以 高 度 的 1/3， 以 体积 计算 。 
(19) 钢 骨 架 制 作 、 安 装 按 “t” 计 算 。 
2. 园林 景观 工程 预算 定额 工程 量 的 计算 


【 例 6-6】 根据 例 6- 1 提供 的 设计 图 纸 ， 求 定额 工程 量 。 

解 : 

300mmX 300mm 防腐 菠萝 格 木 柱 : V 一 (2. 8 十 0. 3)X0.3X0.3X14 二 3. 906(m’)。 
160mmX 300mm УЕ ЖЕ. У= (13. 431 十 19. 381) ХО. 16Ж0. 3 一 1.575(ms ) 。 
100mmX250mmX4500mm ИЛ КАК: У--0. 1X0.25X4.5X35=1.275(m’)。 
[96-7] 根据 例 6 - 2 提供 的 设计 图 纸 ， 求 定额 工程 量 。 

解 : 

标志 牌 : 14 块 。 
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патентзънп 


【 例 6-8】 根据 例 6- 3 提供 的 设计 图 纸 ， 求 定额 工程 量 。 


#: 


пяла: 5, 
[16-9] 根据 例 6-4 提供 的 设计 图 纸 ， 求 定额 工程 量 。( 湖 石 密 度 为 2. 6t/m’) 


#: 


湖 石 体积 : У- 2.52 Х1.7-8. 50), 
湖 石 质量 : И/--2. 68. 500. 72--15.91(0, 
[#16-10] 根据 例 6- 5 提供 的 设计 图 纸 ， 求 定额 工程 量 。 


解 : 
土山 


6.3.1 





丘 体积 V==8X5X6X1/3==80. 00(тп?)„ 


| 6. 3 园林 景观 工程 计价 


定额 计价 法 园林 景观 工程 计价 


1. 园林 景观 工程 的 定额 套 取 与 换算 
《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》(2010 版) 计价 说 明 规定 如 下 。 


а) 
ШЕ 
(2) 





РЖИ Ср) езера КЕ ВРО Гана. НО КИНО, ЖоК. ФД 
和 小 型 预制 钢筋 混凝土 水 磨 石 及 竹 、 木 、 金 属 构 件 和 一 些 石 作 小 品 等 小 型 设施 。 
园林 景观 定额 所 用 木材 按 一 、 二 类 木 种 编制 ， 设 计 若 用 三 、 四 类 木 种 ， 其 制作 安 


装 定额 人 工 乘 以 系数 125。 定 额 中 木材 以 自然 干燥 为 准 ， 如 需 烘 干 ， 其 烘 干 费用 另行 计 
算 。 本 定额 木材 以 刨 光 为 准 ， 刨 光 木 材 损耗 已 包括 在 定额 内 ， 如 糙 介 不 人 刨 光 者 ， 木 工 乘 以 


系数 0.5 


， 方 材 用 量 改 为 1. 05m ， 其 他 不 变 。 


(3) 塑 松 ( 杉 ) 树 皮 ， 塑 竹 节 竹 片 、 塑 壁画 面 、 塑 森 纹 、 塑 树 头 等 子 目 ， 仅 考虑 面 层 或 
表层 的 装饰 抹 灰 和 抹 灰 底层 ， 基 层 材料 未 包括 在 内 ; 塑 松 棍 是 按 一 般 造 型 考虑 ， 若 艺术 造 
型 (如 树 校 、 青 松 皮 、 寄 生 等 ) 应 另行 计算 ; 塑 黄 竹 、 松 棍 每 条 长 度 不 足 1. 5m 者 ,合计 工 
日 增加 50%， 如 骨 料 不 同 ， 可 作 换 算 。 


(4) 水 


磨 石 景 窗 如 有 装饰 线 或 设计 要 求 弧 形 或 圆 形 者 ， 人 工 增加 30%， 其 他 不 变 。 











(5) 预制 构件 ( 除 原色 木 纹 板 外 ) 按 白水 泥 考虑 ， 如 需要 增加 颜色 ， 颜 料 用 量 按 石子 浆 


的 水 泥 用 


量 8% 计 算 。 


(6) 水 磨 石 飞 来 椅 尧 脚 按 素面 考虑 ， 如 需 装饰 另行 计算 。 
(7) 金属 构件 为 黑色 金属 ， 如 为 其 他 有 色 金 属 应 扣除 防 锈 漆 材 料 ， 





(8) 
































属 如 需 镀 锌 ，, 镀 锌 费 男 计 。 
庭院 、 广 场 、 景 点 的 喷泉 安装 ,不 包括 水 型 的 调试 及 程序 控制 调 





喷泉 定额 是 指 在 











试 的 费 


























人 工 不 变 。 黑 色 金 


。 管 架 项 目 适用 于 单 件 质 量 在 100kg 以 内 的 制作 与 安装 ， 并 包括 所 需 的 螺栓 、 螺 


母 的 价格 。 木 垫 式 管 架 ， 不 包括 木 热 质量 ， 但 木 垫 的 安装 工料 已 包括 在 定额 内 。 弹 簧 式 管 
架 ， 不 包括 弹簧 本 身价 格 ， 其 费用 应 另行 计算 。 喷 头 安装 是 按 一 般 常 上 
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品种 规格 进行 编制 


ЖЫШ витятейназия 


的 ， 如 与 定额 品种 规格 不 同时 ， 可 另行 计算 。 喷 泉 给 排水 的 管道 安装 、 阀 门 安装 、 水 泵 安 
装 等 给 排水 工程 ， 可 按 设计 要 求 ， 套 用 《安装 工程 预算 定额 》。 

(9) 堆砌 假山 包括 湖 石 假山 、 黄 石 假山 、 塑 假 石山 等 ,假山 基础 除 注 明 者 外 ， 套 用 基 
础 工程 相应 定额 。 
(10) 砖 骨 架 塑 假山 ， 如 设计 要 求 做 部 分 钢筋 混凝土 骨架 时 ， 应 进行 换算 。 钢 骨架 塑 
假山 未 包括 基础 、 脚 手 架 、 主 骨架 表面 防腐 的 工料 费 。 

(11) 湖 石 、 黄 石 假山 及 布置 景 石 是 按 人 工 操 作 、 机 械 吊 装 考虑 的 。 

(12) 假山 的 基础 和 自然 式 驳 岸 下 部 的 挡 土 墙 ， 按 基础 工程 相应 定额 项 目 执 行 。 

【 例 6-11】 某 公园 内 设 有 好 00mm 石 桌 ， 配 石 使 2 个 。 请 确定 定额 子 目 与 基价 。 其 
定额 节选 见 表 6.7. 



































表 6.7 石 桌 石 例 定额 节选 










































































定额 编号 3-72 
项 目 пи, пезекао 组) 
规格 700 以 内 
基价 (元 ) 16481 
人 工 费 (元 ) 648. 98 
其 中 材料 费 (元 ) 15816. 59 
机 械 费 (元 ) 14. 96 
名 称 单位 | МОБ 消耗 量 
二 类 人 工 тн 13. 00 15. 092 
за 三 类 人 工 ЕН 50. 00 - 
石 桌 700 以 内 个 880. 00 10. 200 
пя + 165. 00 40. 800 
碎 石 40 以 内 t 49. 00 0. 510 
现 浇 现 拌 混凝土 C15 т? 200. 08 0. 340 
水 泥 砂 浆 1 : 2 т? 228.22 0. 067 
材料 | 水 па 2.95 0. 097 
乌 钢 头 kg 7.02 - 
砂轮 片 片 16. 60 一 
焦炭 kg 0. 82 一 
Е kg 3.85 一 
其 他 材料 费 元 1.00 一 
灰 浆 搅拌 机 200L пя 58. 57 0. 011 
а 混凝土 搅拌 机 5001. 台 班 123. 45 0. 116 
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ыенен 


解 : 

$8700mm дж, ВО 2 个 : 套用 定额 3-72， 定额 一 组 石 桌 石 使 含有 石 桌 一 个 、 石 使 
四 个 ， 设 计 的 一 组 石 桌 石 芋 含 有 石 桌 一 个 、 石 芋 两 个 。 定 额 基价 需 进 行 换算 。 换 算 后 基价 
为 16481 一 165X20.400 二 13115( 元 /10 组 )。 

【 例 6-12】 防腐 菠萝 格 木 花架 柱 、 花 架 梁 、 花 架 樟 ， 防 腐 菠萝 木 价格 为 8000 元 / mi。 
请 确定 定额 子 目 与 基价 。 其 定额 节选 见 表 6. 8。 


表 6.8 防腐 菠萝 格 定额 节选 











































































































定额 编号 3-58 3-59 3-40 
АА) 
项 目 ЖЕНЕ Ст) 断面 周 长 (cm) 
25 以 内 35 以 内 
基价 (元 ) 2463 2597 2295 
人 工 费 (元 ) 780.24 789. 97 558. 85 
其 中 材料 费 ( 元 ) 1662. 86 1769. 76 1698. 71 
机 械 费 ( 元 ) 20. 19 37. 55 37. 05 
名 称 单位 | 单价 (元 ) 消耗 量 
ДЕ ЖАТ. тн 13. 00 18. 145 18. 371 12. 996 
М тї? 1450. 00 1. 138 1. 210 1. 161 
水 柏油 kg 0.51 0. 150 一 一 
材料 |” М kg 4.36 0. 650 3. 500 3. 500 
铁 件 kg 5.81 0. 620 一 一 
其 他 材料 费 元 1. 00 6. 250 一 — 
木工 圆 锯 机 Ай 25. 38 0. 618 0. 160 0. 134 
木工 压 刨 床 台 班 33. 40 一 0. 637 0. 630 
机 械 | ”木工 打眼 机 ГЕ 8.62 - 0. 398 0. 402 
木工 开 桦 机 台 班 39. 94 - 0. 220 0. 229 
木工 平 蚀 机 ан 21.43 0.210 == 一 

















解 : 

防腐 菠 葛 格 花架 柱 、 花 架 梁 : 套用 定额 3 - 58。 花 架 木 材 ， 定 额 采 用 杉木 ， 设 计 
采用 防腐 菠 葛 格 木 ， 定 额 基价 需 进行 换算 。 菠 葛 格 为 三 、 四 类 木 种 ， 人 工 系数 需 乘 以 
1.25。 换 算 后 基价 为 : 2463 + 780. 24 Х 0. 25 — 1450 Х 1. 138 + 8000 Х 1. 138 = 
10111. 96( 元 /mi )。 

防腐 木 花架 橡 : 分 为 两 种 规格 25 以 内 和 35 以 内 ， 定额 子 目 分 别 为 3-59 和 3-60。 
花架 橡 断 面 规格 超过 35 以 内 的 ， 可 以 参考 35 以 内 执行 。 花 桂 木 材 ， 定 额 采 用 杉木 ， 设 
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Ова жштш 














Е 


计 采 用 防腐 菠萝 格 木 ， 定 额 基 价 需 进行 换算 。 菠 葛 格 为 三 四 
Ш 1. 25, 

3-59 换算 后 基价 为 : 2597 十 789. 97 ХО. 25 —1450 х1. 210-8000 Х 1. 210= 10719. 99 
(元 /mm ) 。 

3- 60 换算 后 基价 为 : 2295 十 558. 850. 25 一 1450X1. 161 十 8000X1. 161 一 10039. 26 
(F/M 

【 例 6-13】 根据 例 6- 4 提供 的 设计 图 纸 和 例 6- 9 计算 的 定额 工程 量 ， 请 确定 定额 
子 目 和 基价 。 其 定额 节选 见 表 6. 9。 


表 6.9 例 6-13 定额 








类 木 种 ， 人 工 系数 需 乘 










































































定额 编号 2-36 2-43 
布置 景 石 
项 目 堆 筑 土 山 丘 (10m ) 
单 件 质量 5t 以 上 (0) 
基价 (元 ) 368 595 
人 工 费 (元 ) 61. 77 595. 15 
其 中 材料 费 (元 ) 240. 15 一 
机 械 费 (元 ) 65.79 一 
名 称 单位 | 单价 (元 ) 消耗 量 
人 工 | 二 类 人 工 [日 13.00 1. 436 13. 841 
湖 石 t 180. 00 1. 000 一 
水 泥 砂 浆 1 : 2.5 т? 210. 26 0.050 == 
材料 
铁 件 kg 5.81 8. 000 - 
其 他 材料 费 元 1.00 3. 160 - 
机 械 | ”汽车 式 起 重 机 12t 台 班 | 610.86 0. 108 к= 
解 : 


点 风景 石 即 为 布置 景 石 ， 单 块 景 石 质量 在 5t 以 上 ， 基 础 工程 本 章 不 计 ， 本 章 仅 计 景 
石 ， 套 用 定额 2- 36。 本 例 中 景 石 质量 为 15. 91t， 定 额 中 采用 的 机 械 是 汽车 式 起 重 机 12t， 
设计 与 定额 不 同 ， 汽 车 式 起 重 机 20t 台 班 单价 为 976. 37 元 ， 需 进行 基价 换算 。( 湖 石 价格 
采用 定额 价 ) 。 
换算 后 基价 为 : 368 一 610. 86X0. 108 十 976. 370. 108=407. 48( 元 /tb) 。 
[#16-14] 根据 例 6- 5 提供 的 设计 图 纸 和 例 6 - 10 计算 的 定额 工程 量 ， 请 确定 定额 
子 目 和 基价 。 
解 : 
堆 筑 土山 丘 : 定额 为 人 工 方式 堆 筑 ， 如 果 采 用 机 械 堆 筑 ， 则 执行 其 他 章节 相应 定额 。 
本 例 中 采 以 人 工 方式 堆 筑 ， 直 接 套用 定额 2- 43， 基 价 为 595 元 /10m' 。 
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园 村 工程 计 星 与 计价 
2. 园林 景观 工程 预算 书 编制 


某 公园 内 设计 有 1 座 花架 、 标 志 牌 14 块 、 石 桌 石 芋 5 组、 点 风景 石 1 块 、 堆 筑 土山 
Е: 80. 00m’ ， 结 构 如 图 6. 32 一 图 6. 36 所 示 。 各 项 费 率 按 中 值 取 费 。 
其 工程 预算 书 见 表 6. 10 一 表 6. 13。 


表 6. 10 ”园林 景观 工程 预算 书 封面 
























































яя + 
预算 价 (小 写 ): 103710 元 
(大 写 ): Жїл Жж ранена 元 
编制 人 《造价 员 签字 盖 专 用 章 ) 
ЯВА, (造价 工程 师 签字 盖 专 用 章 ) 
编制 单位 ; (公章 ) 编制 时 间 : 年 月 日 


表 6.11 园林 景观 工程 预算 编制 说 明 


编制 说 明 

一 、 工 程 概况 
公园 内 设计 有 1 座 花 架 、 标 志 牌 14 НЕ, пжа 5 组 、 点 风景 石 1 块 、 推 筑 土山 丘 80. 00m' 。 
ще ад 
.杭州 某 公 园 景观 工程 施工 图 纸 。 
. 《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》(2010 版 ) 。 
. 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 МО. 
. 《浙江 省 施工 机 械 台 班 费 用 定额 参考 单价 》(2010 版 ) 。 
.材料 价格 按 浙江 省 2012 年 第 5 期 信息 价 。 
， 人 工 价格 按 定额 价 。 
:、 编 制 说 明 

1. 本 工程 规 费 按 浙江 省 建设 工程 施工 取 费 定额 计 取 , 农民 工 工伤 保险 费 按 0.114% 计 取 ; 税金 按 市 
区 税金 3. 577% 计 取 。 

2. 本 工程 综合 费用 按 园 林 景 区 工程 三 类 中 值 考虑 ; 取 费 基数 为 人 工 费 十 机 械 费 。 

3. 安全 文明 施工 费 、 建 设 工程 检验 试验 费 、 已 完工 程 及 设备 保护 费 、 二 次 搬运 费 均 按 《 浙 江 省 建设 
工程 施工 取 费 定额 》(2010 版 ) 相 应 的 中 值 计 入 。 




















|? в еве | 
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表 6. 12 园林 景观 工程 单位 工程 预算 费用 计算 表 
工程 名 称 : 园林 景观 工程 


第 1 页 共 1 页 














































































































序号 费用 名 称 计算 公式 金额 (元 ) 
=> 预算 定额 分 部 分 项 工程 费 按 计价 规则 规定 计算 94424 
其 中 | 1 人 工 费 十 机 械 费 (定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 ) 12470 
施工 组 织 措施 费 640 
2. 安全 文明 施工 费 1X3.91% 488 
3. 建设 工程 检验 试验 费 1х0. 65% 81 
1. 冬 雨季 施工 增加 费 1х0. 24% 30 
5. 夜间 施工 增加 费 1х0.04% 5 
其 中 | 6. 已 完工 程 及 设备 保护 费 1х0. 0894 10 
7. 二 次 搬运 费 1X0221% 26 
8. 行人 、 行 车 干扰 增加 费 1X0% 0 
9. 提前 竣工 增加 费 1х0% 0 
10. 其 他 施工 组 织 措施 费 按 相关 规定 计算 0 
== 企业 管理 费 1 15.54 1933 
四 利润 1х11% 1372 
五 规 费 1759 
11. 排污 费 、 社 保费 、 公 积 金 1X13.19% 1645 
12. 民工 工伤 保险 费 РЕ Ем 1м 
13. 危险 作业 意外 伤害 保险 费 按 各 市 有 关 规 定 计算 0 
六 总 承包 服务 费 0 
14. 总 承包 管理 和 协调 费 分 包 项 日 工程 造价 X0% 0 
5. 总 承包 管理 、 协 调和 服务 费 分 包 项 目 工程 造价 X0% 0 
16. 甲 供 材料 设备 管理 服务 费 甲 供 材料 设备 费 X0% 0 
+ 风险 费 (一 十 二 十 三 十 四 十 五 十 六 )X0% 0 
九 单列 费用 单列 费用 0 
+ ве аа. 3982 
十 一 | ”建设 工程 造价 И || зарад 
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表 6.13 园林 景观 工程 分 部 分 项 工程 费 计 算 表 
工程 名 称 : 园林 景观 工程 


第 1 页 共 1 页 






























































序号 | 定额 编号 名 称 及 说 明 за тава ТРЗ вал) 
花架 68224. 75 

1 3- 58 ха1. 25 А 花架 柱 梁 т? 3.906 | 10112. 24 | 39498. 41 
2 3- 58 х а1. 25 4 花架 柱 梁 т? 1.575 | 10112.24 | 15926.78 
3 | 3-60xal.25 换 Т ТР 断面 周 长 35cm | | 1.275 | 10038.87 | 12799.56 
标志 牌 8400. 00 

4 自 补 标志 牌 块 14.000 | 600.00 8400. 00 
ЯН 8 6557. 26 

5 3-72 А ты ИИ п 组 | 0.500 | 13114.52 | 6557. 26 
点 风景 石 6480. 91 

6 2-36 换 布置 景 石 单 件 质量 5t 以 上 t 15.910 | 407.35 6480. 94 
堆 筑 土山 丘 4761. 28 

7 2-43 堆 筑 土山 丘 10m’ | 8.000 595. 16 4761.28 
本 页 小 计 92746. 52 

合计 94424. 23 





6.3.2 清单 计价 法 园林 景观 工程 计价 


1. 园林 景观 工程 项 目 综合 单价 分 析 








某 公 园 内 设计 有 1 座 花 架 、 标 志 牌 14 块 、 石 桌 石 苔 5 组 、 点 风景 石 1 块 、 堆 筑 土 山 


丘 80.00m， 结 构 如 图 6.32 一 图 6.36 所 示 。 管 理 费 与 利润 按 品 





15. 5%、 利 润 费 率 为 11% 。 请 分 析 各 项 清单 项 目的 综合 单价 。 
1) 300mmX 30mm 防腐 菠萝 格 花 架 木 柱 综合 单价 分 析 
(1) 300mmX30mm 防腐 菠 葛 格 木 柱 ， 套 用 定额 3- 58 换 。 定 额 
Ати. 780. 24X1. 25=975. 30( 元 /ms ) 。 


РІД. 管理 费 率 为 


工程 量 为 3. 906? 。 


材料 费 ， 1662. 86 一 1450X1. 1384-8000 1. 138=9116. 76( 元 /mi ) 。 


机 械 费 ，20. 19 元 /mi 。 
管理 费 ， (975. 30 十 20. 19) X15. 5% =154. 30( 元 /ms ) 。 
利润 (975. 30 十 20. 19) X11%% 王 109. 50( 元 /mi ) 。 








小 计 : 975. 30 十 9116. 76 十 20. 19 十 154. 30 十 109. 50=10376. 05( 元 /ms ) 。 
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(2) 300mmX30mm 防腐 菠萝 格 木 柱 综合 单价 见 表 6. 14。 清 单 工程 量 为 3. 906m 。 
ЛТА: 975. 30X3. 906 二 3. 906=975. 30( 元 /ma ) 。 

材料 费 ， 9116. 76X3. 906--3. 906 一 9116. 76( 元 /mn ) 。 

机 械 费 ，20. 193. 906--3. 906=20. 19( 元 /mi ) 。 

管理 费 ，154. 30X3.906 二 3. 906=154. 30( 元 /mi ) 。 

利润 : 109. 50Х 3. 906 二 3. 906=109. 50( 元 /ms )。 

综合 单价 ，975. 30 十 9116. 76 十 20. 19 十 154. 30 十 109. 50=10376. 05( 元 /ms ) 。 
综合 单价 分 析 见 表 6. 


表 6.14 300mmX30mm 防腐 菠萝 格 木 柱 综合 单价 分 析 表 





> 














计量 综合 单价 (元 ) ТОТА 
项 目 编码 项 目 名 称 单位 数量 一 二 合计 (元 ) 
я 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 ли 
大 下 站 是 
050304003001 梁 木 化 架 柱 、 п? |3.906|975. 3019116. 76 20. 19 |154..30| 109. 50110376. 09 40528. 85 
3-58 ха. 25 Нева ща ка А зз ое 22 
换 花架 柱 梁 ms |3. 906|975. 3019116. 76 20. 19 |154. 30| 109. 50110376. 05 40528. 85 





























2) 160X 300 防腐 靶 葛 格 花架 木 梁 综合 单价 分 析 
综合 单价 分 析 见 表 6. 15. 


表 6.15 ”60mmX300mm 防腐 菠萝 格 花架 木 梁 综合 单价 分 析 表 











计量 综合 单价 (元 ) 

项 目 编码 | ”项 目 名 称 “ка 合计 (元 ) 
单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 ли 

050304003002 柱 花 ж m |1.575|975. 30|9116. 76 20. 19 | 154. 301109.50110376. 05 16342. 28 





3-58*al.25 


换 花架 柱 梁 ms |1.575|975.30|9116.76 20. 19 |154.30|109.50|10376.05| 16342. 28 





























3) 100mmX250mmX4500mm 防腐 菠 葛 格 花架 木 橡 综合 单价 分 析 
综合 单价 ，698. 56 十 9303. 26 十 37. 05 十 114. 02 十 80. 92=10233. 81 (元 /ms ) 。 
综合 单价 分 析 见 表 6. 16. 


表 6.16 100mmX250mmX4500mm 防腐 菠萝 格 花架 木 橡 综合 单价 分 析 表 











， 综合 单价 (元 ) 
计量 | 数量 合计 (元 ) 


项 目 编码 ”| 项目 名 称 те 
单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 小 计 








да: 
050304003003| 、 木 花架 柱 、 т? 


梁 1.275|698. 54|9303. 26 37. 07 |114.02| 80.92 |10233. 81 13048. 11 





жена 
断面 周 长 | ms 11.2751 698. 549303. 26 37. 07 |114.021 80. 92 |10233. 81 13048. 11 
35cm 以 内 


3- 60xal.25 
换 
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4) 标志 牌 综 合 单价 分 析 
标志 牌 一 般 按 成 品 考虑 ， 定 额 未 设 标示 牌 安装 的 基价 ， 需 要 进行 























6 场 询 价 ， 然 后 再 以 
自 补 的 方式 进行 组 价 。 
根据 标志 牌 图 











示 结 构 ， 进 行 市 场 询 价 ， 市 场 价 为 600 元 / 块 包括 制 作 、 运 输 与 


标志 牌 综合 单位 为 : 600 元 / 块 。 
5) 石 桌 石 使 综合 单价 分 析 
综合 单价 分 析 见 表 6. 17。 


表 6.17 石 桌 石 使 综合 单价 分 析 表 














计量 综合 单价 (元 ) ке 
项 目 编码 项 目 名 称 单位 数量 一 合计 (元 ) 
Ч 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 小 计 
050305007001| 1141 个 5 | 64.90 | 1245. 06 | 1.50 | 10.29 7.30 |1329.05| 6645. 25 
пж, ай 
3-72 换 | 安装 м МОЛ 0.5 1648. 9812450. 60| 14.96 | 102. 91| 73.03 | 13290.48| 6645. 24 
700mm 以 内 
































6) 点 风景 石 综合 单价 分 析 
综合 单价 分 析 见 表 6. 18 


表 6.18 点 风景 石 综合 单价 分 析 表 


计量 综合 单价 (元 ) 

项 目 编码 | 项 目 名 称 “| 单位 | 数量 - 合计 (元 ) 
人 工 费 | 材料 费 | 机械 费 | 管理 费 | 利润 | 小 计 

050301005001 点 风景 石 块 1 982. 44 |3820. 791677. 71 412. 39 | 292. 58] 7185. 91 








7185. 91 





ЖЕ № А А Е 
- 36 Ў 5. 91| 61. 75 | 240. 151105. 45 25.9 
2-36 换 件 质量 5t 以 上 | 上 |15.91| 61.75 1240. 15| 105. 45| 25.92 | 18 




















.39 | 451.66 | 7185. 91 

















7) 堆 筑 土山 丘 综 合 单价 分 析 
综合 单价 分 析 见 表 6. 19, 





表 6.19 堆 筑 土山 丘 综合 单价 分 析 表 








计量 综合 单价 (元 ) дни 
项 目 编码 | ”项 目 名 称 =” | 数量 合计 (元 ) 
单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 ли 





050202001001| ЖМ-ЕШЕ | ms | 80 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 6.55 | 75.30 


6024. 00 
2-43 堆 筑 土 山 丘 | 100% | 8 |595.16| 0.00 
































0.00 | 92.25 | 65.47 |752. 88| 6023. 04 











2. 园林 景观 工程 工程 量 清单 计价 
该 园林 景观 工程 投标 报价 书 见 表 6. 20-- 6.22, 
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表 6.20 园林 景观 工程 投标 报价 书 封面 






































投标 总 价 

建设 单位 : 
工程 名 称 : 园林 景观 工程 
投标 总 价 (小 写 ) 104155 元 

(大 写 ) 查 拾 万 肆 任 坦 佰 伍 拾 伍 元 
投标 人 : (单位 盖 章 ) 
法 定 代表 人 : (签字 或 盖 章 ) 
编制 人 : (签字 及 盖 执 业 专 用 章 ) 





编制 时 间 : НОН 





表 6.21 园林 景观 工程 投标 报价 编制 说 明 





编制 说 明 
、 工 程 概况 
园 内 设计 有 1 座 花 架 、 标 志 牌 14 А, ТАЗЕ 5 组、 点 风景 石 1 块 、 堆 筑 土山 丘 80. 00m 。 
、 编 制 依据 



















































































1. 杭州 某 公园 景 观 工程 施工 图 纸 。 
2. 《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》(2010 版 ) 。 
3. 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 。 
1. 《浙江 省 施工 机 械 台 班 费用 定额 参考 单价 》(2010 版 )。 
5. 材料 价格 按 浙江 省 2012 年 第 5 期 信息 价 。 
6. 人 工 价格 按 定额 价 。 
=、 编 制 说 明 
1. 本 工程 规 费 按 浙江 省 建设 工程 施工 取 费 定额 计 取 ,农民 工 工伤 保险 费 按 0. 114% 计 取 ; 税金 按 市 
区 税金 3 % 计 取 。 
2. 本 工程 综合 费用 按 园林 景区 工程 三 类 中 值 考 虑 ; 取 费 基数 为 人 工 费 十 机 械 费 。 
3. 安全 广 [ 费 、 建 设 工程 检验 试验 费 、 已 完工 程 及 设备 保护 费 、 二 次 搬运 费 均 按 《 浙 江 省 建设 
Г. я їй) (2010 版 ) 相 应 的 中 值 计 入 。 
表 6.22 园林 景观 工程 单位 工程 报价 汇总 表 
工程 名 称 : 园林 景观 工程 
序号 内 # 报价 合计 (元 ) 
+ 分 部 分 项 工程 量 清单 98174 
措施 项 目 清单 (1 十 2) 640 
1 组 织 措施 项 目 清 640 
2 技术 措施 项 目 清单 0 
三 其 他 项 目 清单 0 
四 规 费 [3 十 4 十 5] 1759 
3 排污 费 、 社 保费 、 公 积 金 1645 
4 危险 作业 意外 伤害 保险 费 0 
5 民工 工伤 保险 费 [( 一 十 二 十 三 十 3 十 4)X 费 率 ] 114 
五 税金 [( 一 十 二 十 三 十 四 )X 费 率 ] 3582 
^ 总 报价 (一 十 二 十 三 十 四 十 五 ) 104155 
总 报价 (大 写 ) : 壹 拾 万 肆 什 索 佰 伍 拾 伍 元 
投标 人 :( 盖 章 ) 法 定 代 表 人 或 委托 代理 人 : (签字 或 盖 章 ) 





该 园林 景观 工程 工程 量 清单 及 计价 见 表 6. 23. 
该 园林 景观 工程 工程 量 清单 综合 单价 分 析 见 表 6. 24. 
该 园林 景观 工程 组 织 措施 项 目 清单 及 计价 见 表 6. 25。 
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园 村 工程 计 星 与 计价 


表 6.25 园林 景观 工程 组 织 措施 项 目 清单 及 计价 表 














































































































工程 名 称 : 园林 景观 工程 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 单位 金额 (元 ) 备注 
1 安全 文明 施工 费 项 488 
2 建设 工程 检验 试验 费 项 81 
3 提前 竣工 增加 费 项 0 
4 已 完工 程 及 设备 保护 费 项 10 
5 二 次 搬运 费 项 26 
6 夜间 施工 增加 费 项 5 
7 冬 雨季 施工 增加 费 项 30 
8 行车 、 行 人 干扰 增加 费 项 0 
合计 640 
ВУЛ: а) 法 定 代表 人 或 委托 代理 人 : (签字 或 盖 章 ) 
习 题 
、 填 空 题 
1. 廊 的 形式 按 平 面 形 式 可 分 为 : 按 结构 形式 可 分 
为 : 、 у ° 
2.， 木 制 飞 来 棒 按 设计 图 示 尺 寸 以 座 使 面 Р. 
3. 金属 花架 柱 、 梁 按 设 计 图 示 尺 二 以 计算 。 
4. 塑 假 石 山 根据 塑造 的 材料 可 分 为 : 
二 、 选 择 题 
1. 草 屋面 的 工程 量 按 ( ) 计 算 。 
А. т? В. m С. т D. 项 
2. 木 花 架 柱 、 梁 的 工程 量 以 ( ) 计 算 。 
A. ms B. m С. п Dt 
3. 水 麻石 飞 来 椅 的 工程 量 按 ( ) 计 算 。 
А. т В. 条 С. т О. т 
4. 园林 景观 定额 所 用 木材 按 一 、 二 类 木 种 编制 ， 设 计 若 用 三 、 四 类 木 种 ， 其 制作 安 
装 定额 人 工 乘 以 系数 ( ). 
А. 1.3 В. 0:3 С. 1.25 О. 1.2 
5. 石笋 的 工程 量 按 ( ) 计 算 。 
А. + В. ж С. т О. т 
三 、 思 考题 
1. 如 何 描述 预制 混凝土 花架 柱 、 梁 的 项 目 特征 ? 如 何 进行 清单 计价 ? 








ЖЫШ 园林 景观 工程 计量 与 计价 


2. 湖 石 堆砌 假山 项 目 清单 设置 时 ， 如 何 描述 项 目 特征 ? 如 何 进行 清单 计价 ? 
四 、 案 例 分 析 
1. 如 图 6. 37 所 示 为 一 个 现 浇 混 凝 土 花架 示意 图 ， 试 按照 清单 计价 规范 编制 工程 量 
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(а) 平面 示意 图 
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(b) 倒立 面 示意 图 (с) 正 立 面 示意 图 
图 6.37 花架 示意 图 
2， 如 图 6. 38 所 示 为 园林 小 品 中 的 石 桌 石 纤 ， 按 清单 计价 规范 编制 工程 量 清单 。 
2100 
400 
= 
а 
Е 
а 
В 
(а) яа. (b) 合子 立 面 图 с) 桌子 立 面 图 
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#1 е 
仿古 建筑 工程 计量 与 计价 


仿古 建筑 是 园林 工程 中 常见 的 建筑 类 型 。 在 大 型 园林 建设 项 目 中 仿古 建筑 常 作为 项 目 
的 重要 组 件 之 一 ， 因 而 仿古 建筑 工程 的 计量 与 计价 越 来 越 成 为 园林 工程 计量 与 计价 不 可 或 
缺 的 重要 分 部 工程 。 对 仿古 建筑 工程 计量 与 计价 的 学 习 对 于 完善 园林 工程 计量 与 计价 学 习 
内 容 是 非常 重要 的 。 仿 古 建筑 有 什么 区 别 于 普通 建筑 的 特点 ? 仿古 建筑 工程 计量 与 计价 有 
什么 区 别 于 园林 其 他 分 部 工程 计量 与 计价 的 特点 ?在 国家 标准 《仿古 建筑 工程 工程 量 计算 
规范 ) (GB 50855 一 2013) 中 如 何 约 定 仿古 建筑 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 的 编制 ? 在 《浙江 
省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 ) (2010 版 ) 中 如 何 进行 仿古 建筑 工程 的 计量 与 计价 ? 
如 何 进 行 仿古 建筑 的 清单 计价 与 定额 计价 ? 这 些 都 是 学 习 本 章 要 理解 和 掌握 的 问题 。 


全) 


1 了 解 仿古 建筑 工程 及 其 计量 计价 的 特点 。 

2. 掌握 仿古 建筑 工程 工程 量 清单 和 工程 量 清单 计价 表 的 编制 。 
3 

4 





.掌握 仿古 建筑 工程 定额 工程 量 的 计算 规则 定额 基价 的 换算 以 及 预算 书 的 编制 。 
. 熟悉 仿古 建筑 中 常见 的 特殊 建筑 构件 。 




















人 ) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
РЧ (1) 了 解 仿古 建筑 的 特点 普通 建筑 的 建筑 
(2) 熟悉 仿古 建筑 常见 的 建筑 构件 结构 
仿古 建筑 工程 量 清 | (1) 熟悉 仿古 建筑 工程 施工 图 仿古 建筑 工程 量 
单 编制 (2) 掌握 仿古 建筑 清单 项 目的 套 取 方 法 及 清单 编制 | 清单 
仿古 建筑 工程 量 清 | (1) 字 握 仿古 建筑 分 项 工程 综合 单价 的 组 价 与 计算 | 。 综合 单价 分 析 
单 计价 表 的 编制 (2) 熟悉 仿古 建筑 工程 量 清单 计价 表 的 内 容 те 
仿古 建筑 工程 定额 | (1) 理解 仿古 建筑 工程 定额 工程 量 计算 规则 仿 二 建筑 定额 
工程 量 计算 (3) 掌握 仿古 建筑 分 项 工程 定额 工程 量 的 计算 А 
仿古 建筑 工程 定额 (1) 掌握 仿古 建筑 分 项 工程 定额 基价 的 换算 换算 
的 套 取 与 换算 (2) 熟悉 各 种 换算 系数 及 其 使 用 方法 
a 熟 各 仿古 建筑 工程 预算 书 的 编制 及 内 容 工程 预算 书 
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第 7 前” 仿古 建筑 工程 计量 与 计价 


В 基本 概念 


仿古 建筑 : 仿照 古 建筑 式样 而 运用 现代 结构 、 材 料及 技术 建造 的 建筑 物 、 构 筑 物 和 纪 
念 性 建筑 。 

老 嫩 钱 ， 房 屋 转角 处 设 角 梁 ， 置 于 步 析 与 廊 析 上 的 称 为 老 钱 。 坚 立 于 老 伐 上 的 角 梁 称 为 烙 修 。 

Жак: 在 古典 建筑 中 飞 沿 部 位 ， 并 连 有 飞 橡 和 出 沿 橡 重 司 的 板 称 为 橡 望 板 。 

吴 王 靠 : 坐 槛 外 缘 设 短 栏 ， 以 双 摘 钩 系 于 柱 ， 栏 成 半圆 形 ， 高 约 一 尺 ， 花 纹 流 空 ， 称 吴 王 靠 。 

钱 角 : 四 合 使 房屋 或 软 山 转角 处 的 屋面 结构 。 

ЖЖ: ЕЕЖУЖЕНЕЖЖЯ Я. 

зи: 台 明 即 台 着 或 阶 台 ， 以 石 、 砖 砌 成 的 平台 ， 上 立 建筑 物 。 

阳 文 、 阴 文 : ёр рун Ж, тт Ж. 

ЖП: гн ЕЖЕ, 

Ж»: БЕЗ, УЕ КАКА ЖИВ. 


sr 





8 引 例 


丽江 木 府 
‚ ЖЗА са ги та палеа “大 观 园 ”。 о А 
а Е 3 мъча Дери 70 年， жи и уа 








ЕЕЕ ЕЖА 
5446 亩 ， 中 轴线 全 长 369 米 ， 整 个 建筑 群 坐 西 
朝 东 ,“ 迎 旭日 而 得 木 气 ”， 左 有 青龙 (玉龙 雪山 )， БНВО Ш), НАЖАО ТШ). Ж 
山 、 蛇 山 对 峙 而 把 守 关 隘 ， 木 府 怀抱 于 古城 ， КАЕШ Н > Йй, 又 有 环 玉 水 而 具 太极 之 脉 。 

建筑 群 有 近 十 座 大 官 殿 ? 由 忠义 石 牌坊 、 议 事 厅 、 万 卷 楼 (图 7,2)、 护 法 殿 、 光 政 楼 、 玉 音 楼 、 
清 典 等 建筑 组 成 ， 为 丽江 古城 增添 了 历史 的 厚重 和 独特 的 风韵 。 


1996 «тихия в, м; 江 市 政府 利用 世 行 
的 木 府 建 筑 群 。 木 府 仿古 建筑 群 下 西 









图 7.2 木 府 万 卷 楼 





| 11 仿古 建筑 工程 计量 与 计价 概述 


7.1.1 仿古 建筑 工程 








仿古 建筑 是 指 仿照 古 建筑 式样 而 运用 现代 结构 、 材 料及 技术 建造 的 建筑 物 构筑 物 和 纪 
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园林 工程 计量 与 计价 





建筑 。 仿 古 建筑 的 设计 与 施工 包括 仿古 木 作 工程 、 砖 细 了 


1. 仿古 木 作 工 程 


仿古 木 作 工程 结构 含 立 贴 式 柱 、 立 柱 、 梁 述 、 斗 盘 杭 、 夹 
М, МУЖ, ВР. 60 


1) 斗拱 








、 斗 拱 、 














№. ЮЖ, 
古 式 木门 窗 、 槛 框 等 。 


[ 程 、 石 作 工程 和 仿古 屋面 


轩 梁 、 连 机 、 搁 


斗拱 的 前 身 是 “ 想 乐 ( 变 )”， 即 斗 状 的 柱头 。 最 早 的 斗拱 形象 见于 汉代 崖 幕 、 石 室 、 


НИ, Пат, ВЕНАХ; ЗЕ АЛИНА: 


ЕЕ ГЕЛЕ Яя 


斗拱 是 我 国 
УЧ Ж 
E 要 有 四 
要 通过 斗拱 传 给 
兆 ， 可 把 最 
:是 它 构 
这 是 抗震 的 关键 。 这 种 结构 和 现代 梁 柱 框架 
交 ， 这 就 保证 了 建筑 


出 的 马 
ВАЗ 





外 出 
壮观 ; 
кина, 
是 刚 
ща 
低 
拱 


“松动 ” 








为 


色 了 抗震 的 


阅 一 斗 二 升 斗 拱 。 
建筑 特有 的 
拱 ， 拱 与 拱 之 间 
个 方面 : 一 是 它 
柱子 ， 再 由 柱 伟 
外 层 的 机 栋 挑 出 


造 精巧 ， 千 














物 的 刚 


却 不 致 “ 散 架 ”， 





消耗 地 震 传 来 的 能 量 ， 
作用 。 宋 《和 营造 法 式 》 中 称 斗 拱 为 铺 作 ， 清 工 部 《工程 做 法 》 中 称 斗 
斗 科 。 在 中 国 传统 建筑 中 ,一 般 是 非常 重要 或 带 纪念 性 的 建筑 物 才 有 斗拱 的 安 


垫 的 方形 木 块 叫 斗 ， 合 称 斗 拱 (图 7. 
位 于 柱 与 梁 之 间 ， 由 屋面 和 上 
到 基础 ， 起 着 承上启下 ,传递 荷载 包 
一 定 距 离 ， 使 建筑 物 出 榴 更 加 深远 ， 








结构 极为 类 他 
вар, ЖИНЕЛ 


使 整个 房屋 芯 


Раши 





F 杨 镇 汉代 石 阀 一 斗 三 升 斗拱 和 四 川 雅 安 


УРА, ТЕЛНЕ ТД, УЖИН СЖ, МЕТА 


3, 7.4), з 


层 构架 传 下 来 的 荷载 ， 


作用 ; 二 是 它 向 
造型 更 加 优美 、 


型 美观 ， 如 盆景 ， 似 花篮 ， 又 是 很 好 的 装饰 性 构件 ;四 是 


。 构 架 的 节点 不 
结合 的 空间 结构 


地 震 荷 载 大 为 降 


置 。 清 以 后 ， 斗 拱 的 结构 作用 旷 化 ,成 了 在 柱 网 和 屋顶 构架 间 主要 起 装饰 作用 的 


构件 ， 





图 7.3 仿古 建筑 的 转角 斗拱 


















































图 7.4 


牌坊 中 的 斗拱 


形式 复杂 。 按 使 用 部 位 分 ， 斗 拱 可 以 分 为 内 榴 斗 拱 、 外 檐 斗拱、 平 
其 名 称 有 柱头 斗拱 、 柱 头 铺 作 、 柱 头 科 ， 柱 间 斗 拱 、 补 间 铺 作 、 平 
科 。 其 中 ,转角 斗拱 











所 起 作用 也 是 最 





的 结构 最 为 复杂 ， 
位 ， 分 为 柱头 科 、 平 身 科 、 角 科 斗 拱 、 











斗拱 的 种 类 很 多 ， 
座 斗 拱 。 按 朝代 不 同 
身 科 以 及 转角 斗拱 、 角 铺 作 、 角 
大 。 外 柳 斗 拱 即 处 于 建筑 物 外 检 剖 
斗拱 ， 内 檐 斗拱 处 于 建筑 物 内 榴 痢 
2) МИЕ 
槛 框 是 仿古 到 
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E 筑 门窗 外 框 的 总 称 。 它 的 形式 和 作 


位 ， 分 为 品 字 科 斗 拱 、 隔 架 斗 拱 等 。 














用 


与 现代 建筑 木 制 门窗 的 口 框 相 类 





溜 金 斗拱 、 平 座 





握 7 音 ”仿古 建筑 工程 计量 与 计价 


似 。 中 国 古 建筑 的 门窗 都 是 安装 在 槛 框 里 面 的 。 在 古 建筑 装修 槛 框 中 ， 处 于 水 平 位 置 的 构 
件 为 槛 ， 处 于 垂直 位 置 的 构件 为 框 。 槛 依 位 置 不 同 ， 又 分 为 上 槛 、 中 槛 、 下 槛 。 下 槛 是 紧 
贴 地 面 的 横 槛 ， 是 安装 大 门 、 隔 扇 的 重要 构件 ， 上 槛 是 紧 贴 榴 杭 下 皮 安 装 的 横 槛 ， 中 槛 是 
位 于 上 、 下 槛 之 间 偏 上 的 跨 空 横 槛 。 中 槛 下 安装 门扇 或 隔 扇 ， 中 槛 上 大 片 空隙 处 安装 走马 
БЕРЕНИ. 槛 框 中 紧 贴 柱子 安装 的 部 位 也 称 为 抱 框 。 大 门 居中 安装 时 ， 还 要 根据 门 的 宽 
度 再 安装 两 根 门框 。 门 框 与 抱 框 之 间 ， 安 装 两 根 短 横 槛 ， 称 为 “ 腰 杭 ”， 它 的 作用 在 于 稳 
定 门框 。 

2. ат 
砖 细 是 指 将 砖 进行 句 、 截 、 刨 、 磨 等 加 工 的 工作 名 称 。 砖 细 抛 方 为 抛 方 及 其 墙 体 其 他 
部 位 用 砖 的 加 工 项 目 ( 图 7. 5) ， 分 为 平面 加 工 和 平面 带 泉 混 线 脚 抛 方 两 种 。 望 砖 是 铺 在 橡 
子 上 的 薄 砖 ， 用 以 承受 瓦 片 ， 阻 挡 瓦 楞 中 漏 下 的 雨水 和 防止 透风 落 尘 ， 并 使 室内 的 顶 面 外 
观 平整 。 望 砖 的 规格 通常 为 210mmX 150mmX17mm。 








Т 




































































平面 半 混 炉 [ 
Рори» 


7.5 平面 带 线 砖 脚 


р 做 细 望 夸 

古 建筑 工程 中 做 细 望 砖 是 指 在 望 砖 铺 砌 前 ， 对 望 砖 进行 加 工 处 理 ， 包 括 糙 直 缝 、 茶 志 
挡 圆 口 望 、 船 篷 轩 弯 望 和 锥 颈 弯 望 等 。 糙 直 颖 是 对 望 砖 的 一 种 最 简单 的 加 工 ， 只 要 求 对 望 
砖 的 拼 缝 面 进行 粗 加 工 … 使 其 望 砖 之 间 铺 砌 时 能 够 合 缝 即 可 ， 它 只 适用 于 不 太 重 要 的 简 
单 屋顶 所 铺 砌 的 望 砖 ;茶壶 挡 圆 口 望 是 使 用 在 茶壶 挡 轩 上 茶壶 挡 樟 间 的 望 砖 ， 在 茶壶 
挡 橡 高 出 部 分 靠边 缘 的 望 砖 ， 甚 最 外 缘 加 工 成 圆 弧 边 ， 即 称 为 圆 口 望 。 弯 望 是 指 带 弓 
形 的 望 砖 ， 铺 砌 在 船 篷 顶 弯 弧 形 橡 上 的 望 砖 称 为 船 篷 轩 弯 望 ， 将 橡 子 做 成 仙鹤 颈 弯 弧 
形 称 为 锥 颈 弯 橡 ， 由 锥 颈 弯 柳 组 成 的 篷 顶 称 为 鹤 颈 轩 ， 铺 砌 在 锥 颈 轩 弯 橡 上 的 望 砖 称 
уан, 

2) 砖 细 贴 墙 面 

在 古 建 筑 墙 体 中 ， 大 多 将 墙 体 分 里 外 两 层 ， 里 层 墙 体 一 般 没 有 严格 要 求 ， 主 要 
作 陪 衬 结构 厚度 作用 ， 称 为 背 里 或 衬里 。 而 外 层 墙 体 则 要 求 严 格 。 砖 细 贴 墙 面 是 墙 
体外 层 正面 大 面积 部 位 的 砖 墙 。 砖 细 贴 墙 面 通常 分 为 勒 脚 细 、 х. 
角 景 四 类 。 勒 脚 细 是 按 墙 体位 置 而 取 的 名 称 ， 较 上 身 厚 出 一 寸 ， 它 是 墙 体 中 最 重要 
的 部 位 ， ВИ, М. ЛЕ. ЛЕВЕЛ 
角形 和 六 角形 而 命名 , “ 景 ” 是 指 艺术 形式 的 砌 筑 。 采 用 八角 或 六 角形 贴 面 的 墙 ， 
多 是 在 用 线 砖 围 成 的 景 框 内 进行 砌 筑 。 斜 角 景 是 用 四 边 形 的 方 砖 进行 斜 贴 的 一 种 
ЗК. 
《营造 法 式 》 中 述 到 :“ 厅 堂 内 部 精美 之 作 ， 其 勒 脚 、 墙 面 ， 俱 以 做 细 清 水 砖 嵌 砌 ， 墙 
面 四 周 以 凸 止 起 线 ， 称 为 “ 镶 边 ”， 由 此 可 知 ， 镶 边 是 指 在 墙 面 上 用 砖 细 灸 嵌 成 边框 的 一 
种 装饰 。 
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3) вж. АМ 
《营造 法 式 》 上 对 在 墙 十 上 做 有 门洞 而 不 装 门扇 的 称 为 “地 穴 ”。 相 对 地 穴 而 言 ， 在 墙 
垣 上 做 有 窗 洞 而 不 装 窗 扇 的 称 为 “月 洞 >， 地 穴 
”和 月 洞 的 侧面 应 镶 砌 清水 磨 砖 ， 两 边 要 凸 出 墙 
面 寸 许 ， 边 缘起 线 宜 简 单 (图 7. 6)。 
4) 门窗 套 和 砖 细 坐 槛 栏杆 
在 门窗 洞口 周边 镶嵌 凸 出 墙 面 砖 细 者 称 为 
“门窗 套 ”， 而 在 洞 内 侧 壁 与 顶 面 满 嵌 砖 细 者 称 
НЕ = ЕЕ, ЗЕТЕ Н ЕВ А 
ПОК ТАЛАСЕ, ТЕН АА ВЕ ТЕЗЕ Ве 
上 是 一 种 设 有 坐 板 的 空 花 矮 墙 ， 其 形式 仿照 
石 栏杆 做 法 。《 营造 法 式 》 中 将 一 般 矮 墙 都 统 
称 为 “ 半 墙 "， 有 些 享 、 廊 周边 的 栏杆 ， 改 用 砖 砌 矮 墙 在 矮 墙 项 面 铺 一 平整 的 坐 板 ， 
此 坐 板 称 为 “ 坐 槛 >， 用 砖 细 做 成 的 坐 槛 即 为 坐 槛 面 。 半 墙 坐 槛 面 分 为 有 截 簧 和 无 稚 
簧 两 种 ， 其 中 淮 簧 是 指 小 连接 木 ， 因 为 有 些 砖 细 坐 槛 面 要 与 木 构 件 (如 木 柱 、 木 栏 等 ) 
连接 ， 这 时 应 在 砖 的 背面 剔 辫 槽 口 以 安 连接 木 。 砖 栏杆 由 四 部 分 组 成 ， 即 坐 槛 面 、 栏 
杆 柱 、 栏 杆 芯 和 栏 板 底 脚 。 定 额 的 项 目 名 称 也 按 这 四 部 分 设置 ， 即 四 角 起 木 角 线 坐 槛 
面砖 、 栏 杆 槛 身 侧 柱 、 栏 杆 槛 身 芯 子 砖 、 双 面 起 木 角 线 拖 泥 。 四 角 起 木 角 线 坐 槛 面砖 
是 指 在 砖 的 四 个 角 起 线 的 坐 槛 砖 ， 栏杆 槛 身 芯 子 砖 蚌 指 坐 槛 面砖 ， 栏 杆 柱 之 间 ， 
“ 双 面 起 木 角 线 拖 泥 ” 之 上 的 栏杆 部 分 。 双 面 起 木 角 线 拖 泥 即 栏杆 最 底部 的 砖 , 《营造 法 
式 》 称 露台 下 的 金刚 座 的 底 脚 石 为 “ 拖 泥 ” 拖 泥 砖 只 有 两 个 外 露 角 ， 这 两 个 角 都 起 木 
角 线 。 
5) ЕН МОЕ 
РЕЗНИК ОНИ ШИ С Боева КУЕ — АВЕ =: ре ЕК, КЖ 
“=”. ШЕР ИЛЕН ЫШ =Й; ЕШ Е Н САТ Е РУ Е; НЕ 
细 埃 头 是 门 墙 两 边 的 砖 柱 ， 或 山墙 伸 出 廊 柱 外 的 部 分 ; 砖 细 博 风 板 头 是 博 风 板 的 两 个 端 
头 ; 砖 细 牌 科 是 用 砖 料 仿制 而 成 的 门窗 洞 ， 如 图 7. 7 所 示 。 























图 7.6 重庆 湖广 会 馆 的 砖 细 贴 墙 面 和 地 穴 















































图 7.7 н 


218 


ШЫ 仿古 建筑 工程 计量 与 计价 





砖 挂 落 、 三 飞 砖 、 墙 门 等 都 是 砖 门楼 或 砖 墙 门 上 的 重点 装饰 部 位 ， 按 门楼 上 和 墙 门 上 
装饰 部 位 的 不 同 构造 分 列子 目 。 例 如 ， 八 字 埃 头 是 指 大 门 两 旁 连接 有 八字 拐角 的 砖 柱 ， 
泥 锁 口 是 指 台 基 边缘 的 锁 口 砖 ， 下 述 是 指 门洞 项 上 的 过 梁 。 在 砖 细 墙 门 中 ， 门 项 过 梁 先 
横 木 担 置 ， 再 在 其 上 包 清水 砖 作 术 形 。 带 圆 弧 形 凸 出 的 断面 称 为 浑 面 ， 履 盖 者 为 仰 浑 ，1 
置 者 为 托 浑 ， 将 两 者 上 下 对 称 砌 置 ， 称 为 上 下 拖 混 线 脚 。 宿 塞 为 带 状 矩形 的 条 砖 ， 置 于 上 
下 拖 混 脚 线 之 间 ， 起 着 过 渡 变形 的 效果 。 木 角 小 圆 线 台 盘 浑 是 大 镶 边 最 外 框 的 一 道 线 脚 ， 
大 镶 边 仅 指 外 框 线 的 砖 细 ， 哲 肚 是 指 大 镶 边 两 端的 方块 砖 ， 字 碑 即 大 灸 边 中 间 部 分 用 以 忆 
刻字 文 的 砖 细 ， 字 位 四 周 再 围 以 灸 边 。 

з. 石 作 工程 


石 作 工程 一 般 指 构成 仿古 建筑 的 石 构件 的 加 工 制作 和 安装 ， 包 括 石 构件 拆除 、 石 构件 
整修 、 石 构件 制作 和 石 构件 安装 。 

1) 石料 加 工 

石料 加 工 最 早 称 为 “ 轧 凿 打 荒 "。 打 荒 是 指 对 石料 进行 “ 打 剥 ”加 工 ， 也 就 是 用 铁 锤 
及 铁 凿 将 石料 表面 凸 起 部 分 羡 掉 。 私 凿 是 用 铁 锤 及 铁 烛 对 石料 表面 进行 密布 羡 痕 的 加 工 ， 
并 令 其 表面 四 凸 逐渐 变 浅 。 后 来 对 石料 的 加 工程 序 进一步 细 化 ， 增 加 了 “做 糙 ”、“ 剂 答 ” 
和 “ 扁 光 ”三 个 环节 。 做 糙 就 是 用 铁 锤 及 铁 凿 对 石料 表面 粗略 地 通 打 一 遍 ， 要 求 羡 痕 深 浅 
齐 匀 。 如 果 做 第 二 遍 打 溺 ， 则 称 为 二 步 做 糙 。“ 做 糙 ” 是 粗 加 工 .“ 章 和 从 ”是 用 钢 辫 和 钢 斧 
将 石料 表面 头 打 趋 于 平整 ， 用 钢 移 和 制 打 后 ， 其 表面 无 凹凸 ， 达 到 表面 平整 ， 是 细 加 工 。 
般 来 说 ， 石 料 加 工 等 级 ， 按 园林 定额 规定 可 分 为 四 个 等 级 : Зе. НОВ, МУР НИЕ, ЭН 
АЯТЕ. РЕ, Е, ЯНУ, ИЖ, НЯНИ 7 个 等 级 ， 
见 表 7. 1。 











# е! 
















































































表 7.1 石料 加 工 等 级 和 加 工 要 求 
































加 工 等 级 加 工 要 求 

1736 ЛЕНЕ аве таттар АИ 

一 步 做 糙 用 铁 锤 及 铁 玄 对 石料 表面 粗略 地 通 打 一 遍 ， 要 求 凿 痕 深浅 齐 匀 

一 步 做 本 用 铁 锤 及 铁 溺 对 石料 表面 在 一 次 做 糙 基 础 上 进行 密布 羡 痕 的 细 加 工 ， 令 其 表面 四 

凸 逐 渐变 浅 

ве ПЕНИИ, ЖЖЖИ. Заоа титр, ЕС УАЗ Гар Л 
于 3mm 

БЕ ТЕНИ мет БЛИН ЖИ —Ж. ЕГИН УЛУ ЕР lmm 

НИ кожена ЕКО Еее ҖЕНЕ. ЕПУ ТЕ 0. 5mm 

扁 光 凡 完 成 三 遍 币 从 的 石料 ， 用 夏 石 加 水 磨 去 表面 的 市 纹 , 使 其 表面 达到 光滑 与 平整 

2) 筑 方 快 口 和 板 岩 口 

石料 相 邻 的 两 个 面 经 加 工 后 形成 的 角 线 称 为 筑 方 快 口 或 板 岩 口 。 筑 方 快 口 均 发 生 在 有 





看 面 的 部 位 ， 板 岩 口 均 发 生 在 石料 的 内 侧 不 露面 的 部 位 。 
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3) 线 脚 和 坡 势 
在 加 工 石料 的 
相 邻 两 个 面 剥 去 
4) жал. 8 
ЗЕ ХК 
驶 岸 项 上 一 皮 石 料 。 
Ж„ ЖЕЛЕ Е 
4. 屋面 工程 


仿古 建筑 屋 
1) 


上 安放 











个 面相 
口 石 、 侧 





























侧 塘 石 











Е 
= 


至 


工程 常见 








Волен 








4 边线 部 位 有 
交 


Н. рр 


日 


и 








的 直 
塘 石 、 
两 旁 垂 带 石 下 部 的 三 角 部 分 。 锁 口 石 是 指 石 栏杆 下 的 石 条 或 
以 塘 石 侧 砌 。 
i 的 基础 石 ， 





ЕСН 


成 突出 的 角 ， 圆 形 称 为 圆 线 脚 ， 方 
， 而 成 为 斜坡 的 形势 称 为 坡 势 。 




















ВЕР НИЯ 


хеви ЧЕ 
g 式 通常 为 方形 。 


4 构造 有 刚性 屋面 、 防 水 防潮 层 、 变 
琉璃 宝 项 )。 其 中 比较 出 


„Ев. 


屋面 瓦 的 简称 ， 即 在 望 砖 、 油 秸 面 上 通过 扎 楞 ( 即 
民 瓦 和 盖 瓦 等 。 根 据 瓦 的 类 型 不 同 ， 盖 瓦 常 分 为 蝴蝶 瓦 和 琉璃 瓦 。 
(1) 蝴蝶 瓦 。 蝴 蝶 瓦 (图 7. 8) 又 称 小 青 瓦 ， 


是 阴阳 瓦 的 一 种 ， 在 北方 又 称 合 瓦 。 


РИА. МАНЫ 


柱 下 的 石 ， 形 式 有 圆 形 和 方 


В+, МНЕ, ЕР, 
4 型 的 有 盖 瓦 、 屋 次 和 








вю 


ша 
安装 


瓦 条 木 )， 再 在 其 


它 在 


我 国 的 瓦屋 面 工 程 中 应 用 已 入， 它 的 铺 法 有 仰 瓦屋 面 和 阴阳 瓦屋 面 两 种 。 其 中 仰 瓦 屋面 又 


分 有 灰 
见 的 屋 
区 无 论 





二 和 无 灰 垣 的 两 种 ， 但 铺 法 比 了 明 阳 瓦 屋面 要 简单 。 合 瓦屋 面 是 北方 地 区 传统 建筑 常 
面 形式 ， 主 要 见于 小 式 建筑 和 北京 、 河 北 等 地 的 民宅 ， 大 式 建筑 不 用 合 瓦 。 江 南 地 
是 民宅 还 是 庙宇 ， 均 以 合 瓦 ( 蝴 赚 瓦 ) 屋 面 为 主 ; 包括 铺 灰 与 不 铺 灰 两 种 做 法 。 不 铺 


灰 者 ， 是 将 底 瓦 直 接 摆 在 琉璃 瓦 木 橡 上 ， 然 后 再 把 盖 瓦 直接 摆 放 在 底 瓦 垄 间 ， 其 间 不 放任 


何 灰 泥 。 





色 铅 禹 ， 因 材料 坚固 、 





图 7.8 仿古 建筑 屋面 的 蝴蝶 瓦 
(2) 琉璃 瓦 。 流 光 溢 彩 的 琉璃 瓦 是 中 国 传统 的 建筑 物件 ， 通 常 施 以 金黄 、 染 绿 、 碧 蓝 等 彩 


Е, ЖИ 














兽 、 宝 顶 等 。 
2) її 





我 国 早 在 南北 朝 时 期 就 在 建筑 上 使 
斋 璃 瓦 ， 明 代 十 三 陵 与 九龙 壁 都 是 
К. жа. ха, КОРС. Фик, ЛИН, ЕМ. ЖЯ. 











琉璃 瓦 件 作 为 装饰 物 ， 到 
硫 璃 瓦 建筑 史上 的 杰作 。 


























他 材料 可 做 成 不 同形 式 的 
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屋脊 中 蝴蝶 瓦 脊 主要 是 指 蝴蝶 瓦 
С 7. 10). ЖЕ 


色光 润 ， 一 直 是 建筑 陶瓷 材料 中 流芳 百世 的 骄子 (图 7. 9)。 


元 代 时 皇宫 建筑 大 规模 使 用 
硫 璃 瓦 常 用 的 普通 瓦 件 有 简 
正 吻 、 合 角 吻 、 垂 兽 、 钱 



































атат ЛЕВ. Т 














材料 以 蝴蝶 瓦 为 主 ， 配 合 























用 


蝴蝶 瓦 斜 向 平 铺 ， 上 下 错 颖 相符 砌 
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筑 而 成 ， 是 蝴蝶 瓦 峭 中 最 简单 的 一 种 ， 只 用 于 正 房 之 外 的 屋顶 ; 黄瓜 环 指 re 
而 成 的 硝 ， 分 别 盖 于 两 坡 相交 的 底 瓦 垄 和 羡 瓦 芍 上 ， 形 成 四 凸 起 伏 之 状 。 一 瓦 条 、 二 瓦 条 
筑 洗 盖头 灰 是 在 洗 线 上 先 用 砂浆 铺 砌 机 砖 找平 ， 然 后 用 望 砖 挑 出 起 线 ， НЕҢ Ени 
к. вж. ИАН ВЯ ЕТЕНЕ. ЕАР РАВ ЛИЙ 
де, О И В ҮР ЕНТ И М ЖН ЮЖ, ЧП НАВЪЖНИЗА ЛИ ЕН) 
жї. СНИ ЛОР Ж ПЕТР ҮР. АРРА АУРА ЕН Е. Ил] ЙУ. ВЕ 
ЕЛ А ДЕ БЕЛА НВР ЕНЕР сыс ЗЕ ЕЕ МЕ. ВО Г ВОНИ НАЯ И 
юн. МНЕНИЕ ГРА Ш Ж ТИН У, ЗВЕРЯ АРЕР НУ РЕН, РНЕ 
同 山 面板 。 
























































































































































图 7.9 大 理 崇 圣 寺 顶 的 琉璃 瓦 图 7.10 走廊 项 的 蝴蝶 瓦 脊 
3) 屋脊 头 
(1) 宝 项 。 宝 项 是 中 国 传统 的 建筑 构件 之 一 ， 它 屹立 在 亭 、 殿 、 楼 、 阁 等 建筑 物 的 最 
高 处 (图 7.11、 图 7. 12)。 常见 的 宝 顶 为 彩色 琉璃 ， 束 腰 呈 圆 形 、 方 形 和 宝塔 形 等 ， 四 周 
还 有 “龙凤 ”、“ 特 丹 ” 等 浮雕 图 案 。 


| ч СД 





图 7.11 丽江 木 府 大 殿 的 宝 顶 图 7.12 丽江 木 府 大 殿 和 亭子 上 的 宝 顶 


宝 顶 不 仅 是 建筑 物 最 高 处 的 一 种 装饰 而 且 起 着 加 固 房 顶 的 作用 。 凡 有 宝 顶 的 建 
筑 物 ， 都 采用 了 中 国 传统 的 建筑 法 一 - 攒 尖顶 。 攒 尖顶 的 建筑 物 ， 其 木 构架 逐渐 向 上 
收缩 ， 最 后 聚集 在 房 顶 的 一 根 垂直 水 柱 上 。 这 根木 柱 起 着 平衡 整个 房 顶 的 作用 。 它 
好 像 一 把 阳 伞 的 伞 柄 。 俏 若 伞 枉 不 牢固 ， 伞 骨 便 会 松散 。 中 国 古 人 为 了 加 固 措 尖顶 
НВ. пязинжлая нае ИНЖЕ, ЗН ВОВ. я 
最 容易 遭受 雷击 ， 所 以 十 人 还 给 这 根木 柱 起 了 个 美 名 叫做 “雷公 柱 ”， 和 希望 它 免 于 
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北京 故宫 的 中 和 有 典 和 交 泰 典 是 明 清 皇帝 处 理 朝政 的 所 在 ， 两 典 房 顶 上 的 宝 顶 通体 玫 
金 ， 金 光 闪 站， 显示 了 皇宫 的 庄严 华贵 ， 以 区 别 于 一 般 红 、 绿 琉璃 的 宝 顶 ， 这 也 是 中 国 封 
建 等 级 制度 在 古 建筑 上 的 反映 。 

(2) 飞 榴 和 斗 角 。 飞 梅 和 斗 角 是 中 国 传统 建筑 桥 部 形式 之 一 ， 多 指 屋 棍 特 别 是 屋 角 的 
кака Е ж 等 



































若 飞 举 之 势 ， 常 用 在 亭 、 台 、 楼 、 阁 、 宫 殿 、 庙 宇 等 建筑 的 屋顶 
四 角 考 伸 ， 形 如 飞鸟 展翅 ， 轻 盘活 泼 ， 所 以 也 常 被 称 为 飞檐 普 角 (图 7.13、 图 7. 14)。 中 
国 传统 建筑 通过 榴 部 上 的 这 种 特殊 处 理 和 创造 ， 不 但 扩大 了 采光 面 、 有 利于 排泄 雨水 ， 而 
且 增 添 了 建筑 物 向 上 的 动感 ， 仿 佛 是 一 种 气 将 屋檐 向 上 托 举 。 仿 古 建筑 中 屋顶 及 飞 榴 
座 建 筑 中 占 的 比例 很 大 ， 一 般 可 达到 立 面 高 度 的 一 半 左 右 。 古 代 木 结构 的 梁 架 组 合 所 形成 
ки Ка А ЕА, ПЕРУН КИНО НЕК. 





[н 































































图 7.13 仿古 建筑 中 的 飞檐 和 斗拱 图 7;14 Жа 


陕西 韩 城 是 汉 太 史 司 马 迁 的 祠堂 。 建 造 时 ， 老 木 折 带领 木匠 们 “再 加 一 把 盐 ( 榴 )”， 
就 是 在 每 根 榴 头 上 再 插 二 尺 方 橡 。 这 一 改建 ， 不 仅 出 檐 大 方 ， 而 且 屋 榴 姓 起 如 凤凰 展 雪 ， 
故 得 名 “ 飞 翅 榴 ”。 这 种 飞 翅 檐 美观 大 方 ; 后 来 逐渐 成 为 我 国富 有 民族 风格 的 一 种 建筑 
做 法 。 

斗 角 指 宫室 建筑 结构 的 交错 和 精巧 。 唐 代 诗 人 杜牧 的 《阿房 宫 赋 》 云 : “А, 
ЖИК; 各 抱 地 势 ， 钩 心 斗 角 .” 是 形容 建筑 的 结构 错 综 精 密 。 斗 角 原 是 建筑 师 为 了 节 


С 7.15), 











图 7.15 仿古 建筑 中 的 斗 角 














(3) 套 兽 。 套 兽 是 中 国 古代 建筑 的 兰 兽 之 一 ， 安 装 于 兰 角 梁 的 端 头 上 ， 其 作用 为 防 雨 
水 侵蚀 、 美 观 、 喻 义 、 祈 望 (图 7. 16、 图 7. 17)。 套 兽 一 般 由 琉璃 瓦 制 成 ， 为 狮子 头 或 者 
龙头 形状 ， 如 正 兰 两 端的 “ 正 吻 ” 兽 ， 也 称 “ 鸭 吻 ”， 是 龙 的 九 子 之 一 ,形似 鱼 尾 ， 张 牙 
жд, пат, ВЕСНА, КН. 
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图 7.16 大 理 崇 圣 寺 望海 楼 飞 榴 上 的 套 兽 7.17 大 理 崇 圣 寺 山海 大 观 牌坊 上 的 套 兽 


套 兽 的 多 少 ， 按 房屋 重要 性 而 定 ， 如 昭 陵 中 轴 多 ,两 厢 少 ; 进门 少 ， 近 幕 多 ; ПР. 
殿 多 。 正 红 门 一 隆 恩 门 一 隆 恩 典 一 大 明 楼 进深 按 3 一 4->5 一 7。 套 兽 最 多 的 是 北京 故宫 太 和 
典 ， 一 排 计 11 Ям. 

(4) 滴水 。 滴 水 是 在 阳台 、 雨 篷 、 屋 榴 、 窗 台 板 等 构件 的 底部 靠 外 侧 边缘 抹 一 条 几 厘 
米 宽 的 砂浆 带 ( 有 时 还 在 砂浆 带 中 做 个 凹 槽 )， 防 止 雨水 顺 着 阳台 、 雨 篷 、 屋 榴 、 窗 台 
板 等 构件 的 底部 流向 外 墙 面 ， 这 个 砂浆 带 就 是 建筑 上 说 的 “滴水 ”或 “滴水 线 ”。 此 
外 ,“ 滴 水 ”还 有 一 种 情形 是 建筑 物 屋 项 仰 瓦 形 成 的 瓦 沟 的 最 下 面 的 一 块 特制 的 瓦 。 
明 清 时 期 建筑 滴水 渐渐 演变 发 展 成 为 如 意 形 滴水 ， 即 在 建筑 外 墙 洞口 上 口 和 挑 檐 外 设 
置 鹰 跨 和 滴水 模 。 


7.1.2 仿古 建筑 工程 计量 与 计价 的 特点 


仿古 建筑 由 于 要 体现 中 国 传统 建筑 的 特色 ， 建 筑 施工 以 仿古 木 作 工程 、 砖 细 工 
程 、 石 作 工程 、 屋 面 工 程 为 主 ， 建 筑 构造 体现 的 是 中 国 传统 建筑 的 主要 特征 ， 因 而 其 
分 部 分 项 工程 的 子 目 划分 与 普通 建筑 有 较 大 区 别 ， 相 应 的 工程 量 计算 规则 也 有 较 大 差 
异 。 在 《浙江 省 园林 绿化 仿古 建筑 工程 预算 定额 》(2010 版 ) 下 册 中 ,仿古 建筑 的 划 
分 即 分 为 仿古 木 作 工程 、 砖 细 工 程 、 石 作 工 程 、 屋 面 工程 四 个 分 部 工程 。 每 个 分 部 工 
程 中 的 分 项 工程 与 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 》 中 的 分 项 工程 划分 有 较 大 不 同 。 当 
然 ， 近 年 来 也 出 现 了 很 多 用 混凝土 建造 的 仿古 建筑 ， 这 些 建 筑 只 是 在 外 观 等 表象 中 模 
仿 传统 建筑 ， 其 实质 的 建筑 用 材 、 建 筑 构造 等 都 与 现代 建筑 无 异 。 随 着 园林 工程 投资 
的 不 断 增 大 ， 基 本 建设 中 对 仿古 建筑 的 需求 也 逐年 增加 。 为 顺应 时 代 发 展 的 需要 ， 国 
家 标准 《仿古 建筑 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50855 一 2013) 于 2013 年 7 月 开始 实 
施 。 规 范 由 附录 A 砖 作 工 程 、 附 录 B 石 作 工 程 、 附 录 C 玻璃 砌 筑 工程 、 附 录 рН 
-及 钢筋 混凝土 工程 、 附 录 玉 木 作 工 程 、 附 录 下 屋面 工程 、 附 录 G 地 面 工程 、 附 录 
H 抹 灰 工 程 、 附 录 J 本 油漆 彩 画 工程 、 附 录 K 措施 项 目 和 附录 工 古 建筑 名 词 对 照 表 共同 
组 成 。11 个 附录 覆盖 了 仿古 建筑 施工 所 需 的 11 个 分 部 ,又 充分 体现 了 仿古 建筑 的 特 
点 。《 仿 古 建筑 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50855 一 2013) 为 仿古 建筑 清单 计量 与 计价 
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7.1.3 仿古 建筑 建筑 面积 的 计算 规定 


1. 计算 建筑 面积 的 范围 
(1) 单 层 建筑 不 论 其 出 檐 层 数 及 高 度 如 何 ， 均 按 一 层 计算 面积 。 其 中 有 人 台 明 者 按 台 
明 外 围 水 平面 积 计算 建筑 面积 。 无 台 明 有 围 护 结构 的 以 围 护 结构 水 平面 积 计算 建筑 面 
积 ; 围 护 结构 外 有 攀 榴 廊 柱 的 ， 按 榴 廊 柱 外 边线 水 平面 积 计 算 建筑 面积 围 护 结构 外 边 
线 未 及 构架 柱 外 连 线 的 ， 按 构架 柱 外 边线 计算 建筑 面积 ; 无 围 护 结构 的 按 构架 柱 外 边 
线 计算 面积 。 






































(2) 有 楼 层 分 界 的 两 层 或 多 层 建 筑 ( 图 7. 18)， 
不 论 其 出 榴 层 数 如 何 ， 按 自然 结构 楼 层 的 分 层 水 平 
面积 总 和 计算 建筑 面积 。 其 首 层 的 建筑 面积 计算 方 
{ 法 分 有 、 无 台 明 两 种 。 三 层 及 二 层 以 上 各 层 建筑 面 
积 计算 按 单 层 无 台 明 建筑 的 建筑 面积 计算 方法 
执行 。 

(3) 单 层 或 多 层 建 筑 局 部 有 楼 阁 层 者 ， 按 其 水 平 

图 7.18 仿古 别墅 投影 面积 计算 建筑 面积 。 
GD) 而 楼 式 建筑 物 的 确 台 内 无 楼 层 分 界 的 按 一 层 
计算 建筑 面积 ， 确 台 内 有 楼 层 分 界 的 分 层 累计 计算 建筑 面积 。 单 层 码 台 及 多 层 确 台 的 首 层 
有 台 明 的 按 台 明 外 围 水 平面 积 计算 建筑 面积 ， 无 台 明 的 按 围 护 结构 底面 外 围 水 平面 积 计算 
建筑 面积 。 多 层 码 台 的 二 层 及 三 层 以 上 均 按 各 层 围 护 结构 底面 外 围 水 平面 积 计算 建筑 
面积 。 

(5) 两 层 或 多 层 建 筑 构架 柱 外 ， 有 围 护 装修 或 围栏 的 挑 台 部 分 ， 按 构架 柱 外 边线 至 挑 
台 外 围 间 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 建筑 面积 。 

(6) 坡地 建筑 、 临 水 建筑 或 跨越 水 面 建筑 的 首 层 构架 柱 外 有 围栏 的 挑 台 部 分 ， 按 构架 柱 
外 边线 至 挑 台 外 围 线 间 的 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 建筑 面积 。 

2. 不 计算 建筑 面积 的 范围 

(1) мати, м, м, ЖЖ, Илия, в 
阶 等 。 

(2) 无 台 明 建筑 或 多 层 建筑 的 二 层 或 二 层 以 上 突出 墙 面 或 构架 柱 外 边线 以 外 的 部 分 ， 
如 坦 头 、 埃 、 窗 单 等 。 

(3) 牌楼 、 实 心 或 半 实 心 的 砖 、 石 塔 。 

(4) 构筑 物 : 如 月 台 、 环 丘 台 、 城 台 、 院 墙 及 随 墙 门 、 花 架 等 。 

(5) 砚台 的 平台 。 






































7.1.4 仿古 建筑 清单 工程 量 计算 规则 





仿古 建筑 工程 包含 的 部 分 清单 项 目 、 工 程 内 容 及 工程 量 计算 规则 举例 见 表 7. 2 
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表 7.2 仿古 建筑 清单 项 目 及 工程 量 计算 规则 





计量 










































































项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | ， 工 程 量 计算 规则 тена 
вирее, 803407 тышкы! 选 砖 、 调 砂浆 、 
020101002 | 。 细 奢 清 水 墙 | 式 、 色 名 类 型 、 砖 品 | mi ос чии хижи. ми. 
种 、 灰 浆 品 я АР 
020201001 阶 条 石 粘 结 层 、 石 料 种 я 
: МИРР 基层 清理 、 石 构 
я 类 、 规 格 , 石料 表面 | , | БАЛКИ „зА, ПН 
2020002 | 各 只 | 加工 要 求 ， 保 护 层 材 | /| 体积 或 面积 计算 ИН аа Ж 
020201008 | Ч 料 种 类 装 、 刷 防 
020401001 ЖИБЕ 柱 收 分 、 侧 脚 、 卷 
ЖАУ 模板 支 拆 
020402001 | ЕЁ 梁 上 表面 卷 杀 尺寸 混凝土 制作 、 运 
混凝土 强度 等 级 ， 入 输 、 浇 捣 、 养 护 
020402004 拱 形 梁 混凝土 类 别 ms | ， 按 设计 图 示 尺寸 以 
体积 计算 
构件 尺寸 ， 安 装 高 ров. вече 
020410001 НЕНИЯ №, 混凝土 强度 等 № 
级 ,砂浆 强度 等 级 I 
按 设 计 图 示 尺 寸 的 
020502002 ЖИЕ m | ТЖ 
计算 木 构件 制作 、 林 
ди аи 构件 安装 和 木 构件 
ию, шж 设计 图 示 尺 寸 的 | 剧 防 护 材料 
у> бег) 按 设计 图 示 尺 二 的 
020505002 | ЖЖЖ ма 防护 材料 种 类 | л 竣工 木 构件 以 体积 或 
йн 长 度 计算 
про 按 设计 图 示 尺 寸 的 | ЫС. ЖИ, Ж 
020506001 | в ` mi | 竣工 木 构件 以 体积 | 弧度 制作 、 上 雕刻 做 
计算 头 、 安 装 
构件 高 度 、 木 材 品 зонални | ЖМИ, № 
020511002 | ЕНЕВ ти ВЕ пе ун 以 | 刘 、 安 装 和 出 防护 
纹样 ИККЕ» | 村 村 
ки, ЖЖЖ 按 设 计 图 示 屋面 至 ДИ 
020602001 | 简 瓦 屋面 | 度 、 铁 件 种 美 、 基 层 | пе | Шон аа А т, 
材料 种 类 以 斜面 积 计算 Пе ИА 
桐油 
按 设计 图 示 尺 寸 以 . | 
墙 体 类 型 ,底层 、 . Е 基层 清理 、 下 麻 
020801001 |, Ж ЙТ рр, жузй та] me | 面积 计算 ， 扣 除 门窗 | 箱 、 砂 浆 制 作 、 运 
抹 灰 合 比 洞 和 单个 0.3m 以 上 输 、 抹 灰 














孔洞 面积 








ыенен 


7.1.5 仿古 建筑 定额 工程 量 计算 规则 


1. 仿古 建筑 工程 项 目 划分 


按照 传统 技艺 建造 的 仿古 建筑 一 般 分 为 仿古 木 作 工 程 、 砖 细 工 程 、 石 作 工 程 和 屋面 工 
程 4 个 分 部 ， 见 表 7. 3。 








表 7.3 仿古 建筑 分 部 分 项 工程 

















序号 | ”分 部 工程 分 项 工程 
А 仿古 木 作 | зен, УЖ. ЕБУ. СЫ, Зак, НК. Я, ЖЕЙ, М, ТЇР 

工程 木 、 橡 子 、 伐 角 、 斗 拱 、 古 式 木门 窗 、 槛 框 等 
вагон кая, елит. пер, ап. вели, БОНН, седим 
А Мисии 窗 、 砖 细 半 墙 坐 槛 面 、 砖 细 坐 槛 栏杆 、 挂 落 三 飞 砖 等 
А „тш 石料 加 工 、 石 柱 、 梁 、 В. ГНЕ. ЙЕ, ГИй, Мер, ТЇП, ВЕ 
` трае 11. пт, ЖДИ, ВЕЕ. ЗЕ ТРАЕ 

еее 刚性 屋面 、 防 水 防潮 层 、 变 形 缝 、 销 望 砖 、 盖 瓦 (蝴蝶 瓦 、 琉 璃 瓦 等 )、 屋 

4 屋面 工程 





2. 仿古 木 作 工 程 
1) 仿古 木 作 工 程 相关 规定 及 说 明 


С) 定额 中 木 构 从 


木材 数量 为 毛料 。 

(2) МАЕ, Ур, Жж, 屋 架 等 木 构件 装修 木材 除 注 明 者 外 ,以 一 、 二 类 为 准 。 设 计 使 
用 三 、 四 类 木 种 的 ， 其 制作 人 工 耗 用 量 乘 以 系数 1. 3， 安 装 人 工 耗 用 量 乘 以 系数 1.15， 制 
作 安 装 定额 人 工 乘 以 系数 1. 25. 


(3) 


(4) 各 种 入 
分 ， 但 不 











#, ШИЙ, РЕ: ОНЛ. РМ. ВПЧ) 





F 除 注 明 者 外 ; 均 以 刨 光 为 准 ; 刨 光 损耗 已 包括 在 定额 内 ， 定 额 中 的 


门 筹 截面 不 分 六 边 形 、 八 边 形 或 是 否 带 梅花 线 ， 定 额 均 不 作 调整 ， 端 面 以 素面 为 
准 ， 带 雕饰 者 ， 另 行 计算 。 
EE 使 及 倒挂 桶 子 制作 安装 包括 边 抹 、 心 展 及 白菜 头 、 栅 子 脚 等 框 外 延伸 部 
Жола, НА, ВУ, ИЕ ИИ. 











(5) 隔 扇 、 槛 窗 及 帘 架 上 的 横 披 窗 执行 槛 窗 及 心 屋 定额 ; 支 摘 窗 上 的 横 披 窗 执 行 支 摘 


或 











定额 。 
(6) 








团 花 、 
(7) 

额 ， 支 摘 

(8) 

















е 

















支 摘 窗 制作 包括 边 抹 及 心 屋 ， 隔 扇 、 槛 窗 、 支 摘 窗 及 夹 门 、 棚 子 所 用 的 卡子 花 、 
[ 字 、 握 拳 男 行 计算 。 
隔 遍 、 槛 窗 安装 采用 笋 颈 、 碰 铁 者 ， 男 行 计算 ; 支 摘 窗纱 扇 安 装 套用 支 摘 窗户 定 
窗 心 屋 制作 包括 钉 多 
混凝土 构件 上 安装 木 拱 时 ， 木 斗拱 制作 安装 套用 相应 斗拱 定额 。 





























$ 








(9) 斗拱 定额 编号 8- 121—8 - 130 按 营造 法 原 做 法 编制 ， 定 额 编号 8- 131—8 - 157 
按 营 造 则 例 做 法 编制 。 
定额 编号 8- 131—8 - 157 斗拱 ， 斗 口 均 以 8cm 为 基准 ， 斗 口 尺寸 变动 时 ， 定 额 按 
ж 7. 4 调整 。 
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表 7.4 斗拱 定额 
斗 口 Sem бст 7ст Вет. 9cm 10cm 
人 工 费 调整 系数 0.70 0.78 0. 88 1.00 1.13 1.28 
材料 费 调整 系数 0. 25 0. 43 0.67 1.00 1.42 1. 95 




















(10) 木 构 件 定额 均 未 包括 雕刻 ， 
(11) 木雕 定额 仅 为 雕刻 费用 ， 花 板 框架 制作 安装 按 相应 的 定额 计算 ;木雕 定额 按 单 
面 考 虑 ， 双 面 雕 刻 乘 以 系数 2。 木雕 定额 以 A 级 木材 雕刻 
数 1. 50，C 级 木材 定额 乘 系 数 1. 80 。 木 雕 按 一 般 的 雕刻 工艺 及 质量 要 求 编 制 ， 若 要 求 雕 


雕刻 另 按 相应 定额 计算 。 





刻 工 艺 复杂 或 质量 要 求 较 高 者 ， 定 额 乘 系数 1. 1 一 1. 15. 


ЩЕ. ВЖИ. ЭЕ 





2) 仿古 木 作 工程 工程 量 计算 规则 
(1) 立 贴 式 柱 、 屋 架 、 梁 、 杭 子 等 木 构件 按 设 计 最 大 外 形 尺 寸 (长 、 宽 、 高 ) 以 mm 计算 。 
(2) 斗拱 以 座 计算 ， 里 口 木 、 瓦 口 板 等 以 m 计算 ， 填 拱 板 、 疝 填 板 等 均 按 设计 几何 尺 





зад пе 计算 。 


(3) 古 式 门窗 按 扇面 积 以 m': 计算 ， 抱 坎 、 上 下 欣 按 “延长 米 ” 计 算 。 

(4) 各 种 槛 、 门 框 、 腰 述 、 门 拢 按 长 度 以 冲 计 算 。 

(5) 窗 塌 板 、 坐 使 面 按 最 大 外 接 长 度 乘 以 宽度 以 m: 计算 。 

(6) 窗帘 大 框 以 边框 外 围 面 积 计算 、 下 边 以 地 面 上 皮 为 准 。 

СТ) УЖ, УНИАН НЕВИННЫХ, 

(8) &#йкт Е АКНЕ, 

(9) Ам, ша, ЗМ МОЗЕГТ, БЕГ, Е МЕНА, ПРАВИЛ ЖУРЕТ ЯЯ, 


(10) 各 种 心 展 有 和 仔 边 者 按 仔 边 外 围 面积 计算 ,无 仔 边 者 按 所 接触 的 边 抹 里 口 面积 计算 。 
(11) 什锦 窗 以 洞口 面积 计算 。 




















(12) КЕ КЛЕН т Ж. 
(13) 雕刻 工程 量 按 框架 内 的 花 板 面积 计算 。 
3) 仿古 木 作 工程 定额 项 目 表 
部 分 仿古 木 作 工程 定额 项 目 见 表 7. 5 。 
表 7.5 仿古 木 作 工程 定额 项 目 表 计量 单位 ，10 mm 
定额 编号 8-28 8- 234 8-24 8- 250 8- 306 
槟 式 ) 制 作 ro 
基价 21932 1944 3796 667 2399 
人 工 费 5078 1254 2145 520 1659 
其 中 材料 费 16701 682 1633 147 740 
机 械 费 153 8 18 一 一 























ыенен 


3. 砖 细 工 程 
砖 细 制 作 按 现场 加 工 制作 考虑 。 砖 细 制 作 包括 刨 面 、 刨 缝 、 起 线 、 做 桦 槽 、 雕 刻 、 补 磨 等 。 


1) 砖 细 工 程 相关 规定 与 说 明 

(1) 望 砖 刨 平面 、 弧 面 均 包括 两 侧 刨 缝 、 补 磨 。 

(2) 除 望 砖 加 工 、 砖 细 加 工 及 砖 浮雕 外 ， 定 额 均 包括 制作 安装 。 若 为 成 品 安装 ， 扣 除 
相应 定额 内 的 刨 面 、 刨 颖 人 工 ; 若 刨 缝 为 不 露面 平 缝 ， 定 额 每 10m 扣除 1.05 工 日 。 砖 的 


ак 
(3 
厚 砂 执 




















同时 ， 可 按 相应 定额 项 目 进行 换算 。 
) 青 砖 贴 面 、 方 砖 铺 装 项 目的 面 层 材料 ， 定 额 按 成 品 考虑 。 方 砖 铺 装 结合 层 按 50 
层 考 虑 ， 青 砖 贴 面 按 水 泥 砂浆 粘 结 考虑 ， 材 料 、 砂 桨 的 品种 、 厚 度 及 配合 比 ， 设 计 
与 定额 不 同时 ， 人 允许 调整 。 青 条 砖 贴 弧 形 面 时 ， 人 工 耗 用 量 乘 以 系数 1. 15， 青 条 砖 材料 耗 
用 量 乘 以 系数 1.05, 

(4) 砖 周 不 计 原 材料 ， 仅 计算 人 工 及 辅助 材料 ;， 砖 透 雕 不 包括 在 定额 范围 内 ， 如 发 生 








另行 计算 。 砖 雕 不 包括 砖 细 加 工 ， 发 生 时 按 砖 细 加 工 相应 定额 进行 计算 。 
(5) 砖 雕 部 分 有 简单 、 复 杂 之 分 。 雕 回 纹 、 卷 草 、 如 意 、 云 头 、 海 浪 及 简单 花卉 为 


“简单 ”， 





而 雕 药 龙 、 蔚 凤 、 刺 虎 、 金 莲 及 各 种 山水 、 估 物 等 视 作 “复杂 ”。 








2) 砖 细 工程 工程 量 计算 规则 

(1) 做 细 望 砖 工程 量 按 成 品 以 块 计算 。 砖 的 损耗 包括 在 定额 内 。 

(2) 砖 细 抛 述 、 台 口 ， 按 图 示 尺 才 的 水 平 长 度 ， 以 “延长 米 ” 计 算 。 

СЗ) 砖 细 贴 面 ， 按 设计 图 示 尺寸 以 mm? 计算 ， 扣 除 门窗 洞口 和 0. 3m 以 上 的 空洞 所 占 
面积 。 四 周 如 有 镶 边 者 ， 镶 边 工 程 量 按 相 应 灸 边 定额 另行 计算 。 

砖 细 贴 墙 面 所 用 的 砖 规格 与 定额 要 求 不 同时 ， 应 按 下 列 公 式 进 行 换算 : 贴 面 砖 块 数 一 
10m/ 单 块 砖 的 面积 和 (1 十 损耗 率 )。 贴 面 所 用 的 砖 是 经 过 人 刨 磨 后 的 成 品 砖 ， 实 际 用 的 砖 料 
都 要 选择 比 设计 尺寸 较 大 的 规格 所 以 式 中 的 砖 面积 应 按 是 设计 成 品 尺寸 计算 ,不 能 按 所 供 
应 的 砖 料 尺寸 计算 。 

(4) 月 洞 、 地 穴 、 门 窗 套 、 灸 边 ， 按 图 示 尺 二 外围 周 长 ， 以 “延长 米 ” 计 算 。 

(5) 砖 细 半 墙 坐 槛 面 按 图 示 尺 寸 以 “延长 米 ” 计 算 。 

(6) 砖 细 坐 槛 栏杆 : 坐 槛 面砖 、 拖 泥 、 芯 子 砖 按 水 平 长 度 ， 以 “延长 米 ” 计 算 。 坐 槛 


栏杆 侧 柱 ， 按 高 度 以 “延长 米 ”计算 。 




















(7) 夸 细 其 他 小 配件 : 砖 细 包 榴 或 望 砖 线 脚 ， 按 三 道 线 或 增 减 一 道 线 的 水 平 长 度 ， 分 
Г "ЕЖ ИЯ. ИНК. ЖЖ, И, МЫ “Я” ИЯ. ВА, ЖЗ. АЗК. 
风 拱 板 分 别 以 “ 块 ( 套 )” 计 算 。 检 条 、 橡 子 、 飞 橡 分 别 以 “延长 米 ” 计 算 。 

(8) 砖 细 漏 窗 : 边框 按 图 示 尺 寸 外 围 周 长 以 “延长 米 ” 计 算 。 忌 子 按 边 框 内 净 尺 寸 以 


п? 计算 。 





























(9) 一 般 漏 窗 按 洞口 外 围 面 积 以 m 计算 。 

(10) 砖 细 方 砖 铺 地 ， 按 图 示 尺寸 以 m 计算 。 

(11) 挂 落 三 飞 砖 : 砖 细 勒 脚 、 墙 身 按 图 示 尺 寸 以 m 计算 。 拖 泥 、 锁 口 、 线 脚 、 上 下 
述 、 台 盘 浑 、 斗 盘 述 、 五 时 堂 、 字 碑 、 飞 砖 、 晓 色 、 挂 落 ， 分 别 以 延长 米 (m) 计 算 。 大 镰 





























边 、 字 锐 边 工程 按 外 围 周 长 以 延长 米 (m) 计 算 。 久 肚 、 荷 花柱 头 、 将 板 砖 、 挂 芽 、 靳 头 态 


分 别 以 
228 








“Яо” НЯ, 刻字 以 “个 ”计算 。 


3) 砖 细 工 程 定额 项 


目 表 


部 分 砖 细 工程 定额 项 目 见 表 7. 6. 
表 7.6， 砖 细 工 程 定额 项 目 表 
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计量 单位 : 10 m 









































定额 编号 9-24 9-32 9-43 9-82 9-83 
Е 单 料 月 洞 、 
да Елш ЕШ. Бул, | ЖЕ, ГЕТЕ ААА | НЕОН 
1 高 25cm 以 内 ) 以 内 )Gl0 2) 套 ( 直 折线 形 ( 侧 柱 ) ОУ) 
下 | 宽 35cm 以 内 ) 

基价 1202 2974 1756 1888 1764 

人 工 费 688 1743 1261 1615 1277 

其 中 材料 费 514 1232 494 273 487 
机 械 费 
4. Витя 


1) 石 作 工 程 相 关 规 定 及 说 明 


(1) 石料 质地 统一 按 普 坚 石 石料 为 准 - 如 使 用 特 坚 石 ， 其 制作 人 工 耗 用 量 乘 系数 
1.43， 次 坚 石 人 工 耗 用 量 乘 系 数 0. 6。 
(2) 石料 的 加 工 顺序 : 打 荒 成 毛料 石 一 放 线 一 筑 方 快 口 或 板 岩 口 一 表面 加 工 一 线 脚 加 


工 一 石 浮雕 加 工 。 


(3) 线 脚 加 工 不 分 阴线 与 阳线 。 凡 线 脚 深 度 小 于 5mm 时 按 线 脚 加 工 定额 乘 系数 0. 5， 
石雕 中 的 雕刻 线 脚 均 按 线 脚 定额 中 的 一 道 线 加 工 定额 计算 。 
(4) 锁 口 石 、 地 坪 石 和 侧 塘 石 的 四 周 做 快 口 ， 均 按 板 岩 口 定额 计算 ， 即 按 快 口 定额 乘 


系数 0.5 计算 。 











(5) 斜坡 加 工 按 其 坡 势 定额 计算 。 当 坡 势 高 度 小 于 бет 而 大 于 1. 5cm 时 ， 按 坡 势 定额 





的 系数 0. 75 计算 。 当 坡 势 高 





度 小 于 1. 5cm 时 按照 快 口 定额 计算 。 
Сб) 在 栏 板 柱 部 分 ， 花 饰 图 案 有 简 式 、 繁 式 之 分 。 一 般 将 几何 图 案 、 毕 回 、 卷 草 、 回 








纹 、 如 意 、 云 头等 视 作 “ 简 式 ”， 而 将 药 龙 、 药 凤 、 刺 虎 、 金 莲 及 各 种 山水 、 人 物 等 视 作 


и”. 


(7) 定额 中 的 石料 加 工人 工 均 系 累计 数量 ， июа то. ЖР ЗЕ ТТ ЛЕ Е ЇЙ 


(8) 定额 石 构件 的 了 





F 面 或 曲 弧 面 加 工 耗 工大 小 与 石料 长 度 有 关 ， 凡 是 


按 本 定额 计算 。 长 度 在 3m 以 内 按 2m 以 内 定额 乘 系数 1. 1; 长 度 在 Ат 以 
ЖЕ АЖ 1.2; 长 度 在 5m 以 内 按 2m 以 内 定额 乘 系 数 1. 35; 长 度 在 6m 以 内 和 6m 以 上 


者 ， 按 2m 以 内 定额 乘 系数 1. 50。 
(9) зае вее ти, дей А тт АВ 10% 作 为 安装 费 。 覆 分 式 柱 


作 安 装 中 ， 定 额 人 工 工 日 的 6%% 作 为 安装 费 。 
(10) 设计 石 构件 加 工 等 级 与 定额 规定 不 同时 ， 人 工 费 需要 换算 ， 见 表 7. 7。 





长 度 在 2m 以 内 





内 按 2m 以 内 定 





Я 


т, Кат 


园 村 工程 计 星 与 计价 


表 7.7 毛料 石 加 工人 工 费 换算 表 









































加 工 等 级 及 人 工 费 ЕЕЕ 
一 步 做 糙 | 二 步 做 糙 | яя | мня | -ви# вж 

СЕ, ЛТА 0. 83А А 1. 13А 1.36А 1.63А 2. 61А 
ЖЕ, 人工 费 B 值 B 1.20B 1.36B 1.63B 1.96В 3.13B 
СЭЙ, Агяст 0.61C 0. 74С 0. 83С С 1. 20C 1.92С 
ЭН, Атон 0. 740 0. 880 р 1.200 1.440 2. 300 

2) 石 作 工程 工程 量 计算 规则 

(1) 梁 、 柱 、 述 、 石 屋面 、 拱 形 屋面 板 工程 量 按 其 竣工 石料 体积 计算 。 踏 步 、 阶 沿 


石 、 锁 口 石 工程 量 按 投影 面积 计算 ， 侧 塘 石 以 侧面 积 计算 。 

(2) 毛料 石 菱角 石 制作 安装 按 “ 端 ”计算 ， 机 制 板 萎 角 石 制作 安装 按 “m ”计算 。 

(3) 铁 空 栏 板 以 其 外 框 尺寸 面 积 计算 ， 虚 透 部 位 面积 不 扣除 。 

(4) 线 脚 加 工 、 斜 坡 加 工 以 “延长 米 ” 计 算 。 

(5) 被 掩盖 的 各 个 面 的 石料 加 工 按 规定 的 粗 加 工 的 外 表面 计算 ;， 判 移 按 其 砌 筑 后 的 外 
表面 计算 。 

(6) 石 浮雕 按 其 实际 雕刻 物 的 底板 外 框 面积 计算 。 

(7) 土 衬 、 埋 头 、 阶 条 石 、 柱 预 石 、 须 弥 座 、 地 伏 、 望 柱 、 角 柱 、 压 砖 板 、 腰 线 
石 、 挑 榴 石 、 旋 脸 石 、 旋 石 、 夹 杆 石 、 镶 杆 石 等 拆除 、 制作 安装 工程 量 均 按 构件 图 示 尺 
寸 或 实际 尺寸 长 、 宽 、 厚 (高 ) 乘 积 以 “m*” 为 单位 计算 ,不 扣除 部 件 本 身 叫 进 的 柱 顶 
石 卡 口 、 镶 ( 夹 ) 杆 石 的 夹 柱 槽 等 所 占 体积 。 甚 中 转角 处 采用 合 角 拼 头 缝 的 阶 条 行 、 长 度 
按 长 角 面 计算 ， 旋 脸 石 < 旋 石 长 按 外 弧 长 计算 ; 柱 顶 石 羡 套 项 桦 眼 、 插 择 眼 按 柱 顶 石 体 
职 计算 。 
(8) 陡 板 、 象 眼 、 葵 花 窗 按 垂直 投影 面积 计算 。 

(9) 栏 板 、 抱 鼓 按 本 身高 乘 以 望 柱 中 至 中 长 度 以 “m*” 为 单位 计算 。 

(10) 须 弥 座 束 腰 雕花 结 带 按 花 饰 所 占 长 度 乘 以 束 腰 高 计算 面积 。 

(11) НЕЕ, У. НЕЕ, ау РК, МН, Г, АМН, ВН, В 
面 石 、 地 面 石 、 带 水 模 沟 盖 等 均 按 水 平 投影 面积 计算 。 不 扣除 套 顶 石 、 夹 ( 镶 ) 杆 石 所 占 
































(12) 墙 帽 (压顶 ) 、 牙 子 石 、 石 排水 沟 槽 按 中 线 长 度 以 “m” 计 算 。 
(13) ЖАК, Ч, ЗН БЕ, Е, ПН, ПОВ, ВОН, 
石 沟 嘴 子 、 沟 门 、 沟 漏 等 分 不 同 规格 分 别 按 “ 块 “个 "“ 份 、“ 根 ”计算 。 

(14) 旧 石 见 新 以 “m” 计 量 。 其 中 柱 顶 按 水 平 投影 面积 计算 ， 不 扣除 柱子 所 占 面 积 。 
须 弥 座 按 垂直 投影 面积 乘 以 1. 4 计算 。 栏 板 按 双 面 计 算 。 门 鼓 、 抱 鼓 、 须 弥 座 龙头 、 滚 墩 
石 等 分 三 面 或 四 面 均 以 最 大 和 矩形 计算 面积 。 

(15) 旧 条 石 夹 肋 以 单 面 为 准 ， 如 双 面 做 者 ， 工 程 量 加 倍 计算 。 

3) 石 作 工程 定额 项 目 表 

部 分 石 作 工程 定额 项 目 见 表 7. 8。 
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表 7.8 五 作 工程 定额 项 目 表 计量 单位 :mY 
定额 编号 10-56 10-69 10-79 
踏步 、 阶 沿 石 制作 | ик д я 
项 目 (=н Юн сп | МЕС тш 
长 2m 以 内 顶 面 宽 30cm 以 内 
基价 630 520 47 
人 工 费 318 215 45 
其 中 材料 费 312 304 1 
机 械 费 
5. 屋面 工程 
屋面 定额 包括 铺 望 砖 、 盖 瓦 、 屋 疹 、 围 墙 瓦 项 、 排 山 、 沟 头 、 花 边 、 滴 水 、 泛 水 、 
、 屋 背 头 等 。 ЖЕЛ ОУ ПОНИНИН -Е ИЕП}, 蝴蝶 瓦 кси А: 


ка 
5 + 
ыа 





пер, Пк, АЖ, пле, 、 多 角 亭 等 五 个 子 目 。 
) 屋面 工程 相关 规定 及 说 明 

(1) 屋面 工程 均 以 平房 沿 高 在 3. 6m 以 内 为 准 ; 沿 高 超过 З. бт 时 ， 其 人 工 乘 系数 
1.05， 二 层 楼 房 人 工 乘 系 数 1. 09， 三 层 楼 房 人 工 乘 系 数 1. 13， 四 层 楼 房 人 工 乘 系 数 1. 16, 
五 层 楼 房 人 工 乘 系 数 1. 18， 宝 塔 按 五 层 楼 房 系 数 执行 。 

(2) 屋 准 、 垂 带 、 干 塘 砌 体内 需要 钢筋 加 固 者 ,钢筋 男 行 计算 

(3) 屋 誉 、 垂 带 等 按 营 造 法 原 传统 做 法 考虑 ， 如 做 各 种 泥 邮 花卉 、 人 物 等 ， 工 料 费 另 
行 计算 。 

(4) 屋面 铺 瓦 、 屋 疹 的 砌 筑 等 脚手架 费用 定额 未 包括 ， 发生 时 按 脚手架 相应 定额 
执行 。 

(5) 砖 、 瓦 规格 和 砂浆 厚度 、 标 号 等 ， 如 设计 与 定额 规定 不 同时 ， 需 要 换算 ， 见 
表 7.9。 


























表 7.9 简 瓦 盖 瓦 蝴蝶 底 瓦 配套 使 用 的 消耗 量 计量 单位 : 张 /10m 
底 瓦 搭 接 系 数 
底 瓦 规格 (cm) 底 瓦 盖 瓦 规格 (cm) 

1/2 1/2.5 1/3 1/3.5 

蝴蝶 底 瓦 20X20 456. 52 570.65 684. 78 798. 91 

НЕД 

вала 简 瓦 盖 瓦 12X12 213. 44 213. 44 213. 44 213. 44 
简 瓦 盖 瓦 14X28 167. 70 167.70 167.70 167.70 




















(6) 围墙 瓦 顶 ( 图 7. 19 和 图 7. 20) 分 双 落 水 ( 宽 85cm) 、 单 落水 ( 宽 56cm)。 花 沿 、 滴 
水 、 兰 等 构件 应 该 分 别 计算 并 套用 相应 定额 。 

2) 屋面 工程 工程 量 计算 规则 

(1) 屋面 铺 瓦 按 飞 标 头 或 封 榴 口 图 示 尺 十 的 投影 面积 乘 以 屋面 坡度 延 尺 系数 以 “nm ” 
计算 。 重 榴 面 积 的 工程 量 合并 计算 。 о о ne кв. п, РЖ, 
ЕЕ АН АЕ „ 
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图 7.19 重庆 湖广 会 馆 的 围墙 瓦 顶 


(2) УНЕ А ГАШ ТР ЗЕК 


坡度 以 “延长 米 ” 计 算 。 

(3) АКНЕ 

程 量 另 行 计算 ， 分 别 按 
) 









(5) 排 山 、 泛 水 、 斜 沟 ， 按 水 了 


摔 网 橡 根部 











(6 各 种 屋脊 头 、 宝 项 以 “只 ”计算 。 





3) 屋面 工程 定额 项 目 表 





部 分 屋面 工程 定额 项 目 见 表 7. 10。 
表 7.10 .屋面 工程 定额 项 目 表 


ИЕК. Д “ж 
г. МЫШ, РУБЕН. 
围墙 所 项 、 棍 口 沟 头 、 花 边 、 滴 水 按 图 示 尺 寸 ， 以 “延长 米 ”计算 。 

长 度 乘 以 屋面 坡度 延长 系数 以 “延长 米 ” 计 算 。 





图 7. 20 大 理 崇 圣 寺 的 围墙 瓦 顶 
РЕКЕ, М “КЖ” И, У, ОНО 





КЖ” НЯ. ВАЗА ЕТ. 


计量 单位 ，100m? 

















定额 编号 11-7 11=25 1-46 
上 i 土 简 瓦 屋面 

ЕО вкз ра 

К 《无 机 轻 集 料 保温 砂浆 ) ше 
(10m2) 
基价 (元 ) 2539 1124 1108 
人 工 费 (元 ) 520 164 182 
其 中 材料 费 (元 ) 1995 640 624 

机 械 费 (元 ) 24 20 2 

















[7.2 仿古 建筑 工程 计量 


仿古 建筑 工程 清单 计量 应 该 遵循 《仿古 建筑 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50855 一 2013) 





附录 A 一 附录 Г. 的 要 求 ， 土 石 方 、 桩 基 等 项 目 需 要 遵循 国家 标准 《 房 





屋 建 筑 与 装饰 工程 工 


程 量 计算 规范 》 (GB 50854 一 2013) 的 要 求 。 仿 古 建筑 工程 定额 计量 要 遵循 各 省 的 仿古 建筑 
及 园林 工程 定额 。 在 浙江 省 要 遵循 《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》(2010 


版 ) 的 规定 进行 列 项 并 相应 计算 工程 量 。 计 量 要 根据 仿古 建筑 施工 图 的 平面 、 
图 以 及 相关 的 建筑 设计 说 明和 结构 设计 说 明 来 进行 。 








ЗА, РА 





要 准确 计算 仿古 建筑 工程 的 工程 量 ， 首 先 必 须 熟 悉 本 章 7. 1 节 仿 古 建 筑 的 建筑 构造 、 
施工 工艺 以 及 仿古 建筑 各 分 部 分 项 工程 的 工程 量 计算 规则 ; 其 次 是 能 够 准确 识 读 施工 图 并 








准确 计算 工程 量 。 
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7.2.1 某 仿古 建筑 工程 案例 
某 仿古 建筑 小 卖 部 施工 图 如 图 7. 21 和 图 7. 22 所 示 。 


7.2.2 案例 工程 量 清 单 的 编制 


1. 仿古 建筑 工程 清单 工程 量 计算 

(1) 砖 作 工程 。 

020101002 细 砖 清水 墙 (240 ПЕ). | (3.6 34) 2х3. 6—3. 35 Х (2. 6--0.6) Х4- 
2.52. 62- 3. 35 Х(3.6-0.6)-0.92.1--3. 35 ЖЗ 0. 62 | ХО. 24--0. 25 х0. 25 Х 
3.68 --8. 4662), 

(2) 石 作 工程 。 

020201002 УСНЕ ТК): 3. 35 X 0. 3X (0. 2-Е0. 440. 6) 十 1.75X0.3X(0.2 十 
0.4+0. 6) Х2=2. 47(msa ) 。 - 

010403001 ЗЕ СА): (3.62 3 + 1.32) Х (6. 245+ 1.3—0. 125) + 
(3. 6ж2+ 0. 124-1. 3) Х (1. 3 一 0. 12) |х0. 6= 65. 766), 

020201008 青石 垂 带 : 0. 90. 60.50. 25%6=0. 41(тп?)„ 

(3) 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 。 

020401001 矩形 柱 ( 现 浇 钢筋 混凝土 矩形 柱 ) :,0:25 又 0.25X3.6X12 一 2.70Cms ) 。 

020402001 矩形 梁 ( 现 浇 钢筋 混凝土 矩形 染 ); 合计 为 12.50ms 。 

Не: ] 

Іл: [0. 250. 4Ж (12. 2+7.4)Ж2-0.25Ж0.4Х7.4Ж2=5. 40(ms) 。 

ГА: 0. 25 Х0.4х6Х2=1. 2(т?) 

То: 0. 25 0. 4Х3.6х3х3=3. 24(т)„ 

Гол: ГО. 25 0.47. 840. 25 0. 28Ж0.8Х2] Ж2=1. 78(т?). 

XL: 0. 2х0. 24 Х2--сов30”Х8--0. 88( т?) 。 

020411001 388 МИНЕ: 0. 08 0. 082. 3х 145=2. 1362), 

020402004 拱 形 梁 ( 现 浇 钢筋 混凝土 角 梁 ): (0.12 0.24. 6+0. 120. 14 х0. 99) Х 
4=0. 51(ms ) 。 

020410001 ЖЕНЯ СИНИЕ ЕЕ ДЖО: [(2.9X2 十 3)X(0.7 十 0.7 十 1.5 十 2.1 十 


1.8)›‹2—(4. 2+Е3. хах (© 0750. шиш В) 


020404001 带 样 屋面 板 ( 现 浇 板 厚 60): (2. 14-1. 8 十 1. 8 十 2. 1) 40. 06=1. 87 (п?) 

(4) 木 作 工程 。 

020511002 ВЕСЕ: 3. 35X3X0.6X2 十 (2 一 0.25)X0.6X2 一 14.16(m2) 。 

011302004 Жк ЕЕ И ОЕ ВОО: (3.6 Х3—0. 24) х (2-+4—0. 24) 
60. 83(Cm2 ) 。 























5. 75), 
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020509010 实 杨 门 ( 古 式 木门 ): 1 楼 。 
020509005 什锦 窗 ( 古 式 木 窗 ): 6 楼 。 
010802004 ВИЖ: 1 楼 。 
(5) 屋面 工程 。 
011002002 防腐 砂浆 面 层 (1 : 3 水 泥 砂 浆 找平 层 ): [(1.8 十 2.1 十 1. 5 十 1.4)X2]x 
(1. 4 十 2 十 3 十 1 十 1. 4) 二 cos30" 一 138. 20(m2 ) 。 
011001001 保温 隔 热 屋 面 (1 : 1.6 水泥 石灰 炉渣 找 坡 层 ) : [(1. 8 十 2.1 十 1.5 十 1.4) х 
2]X(1.4 十 2 十 3 十 1 十 1. 4) 二 cos30" 一 138. 20(m2 ) 。 
020602001 灰 简 瓦屋 面 : [(1. 8 十 2. 1 十 1. 5+1. 40)хХ2]Х (1. 4 十 2 十 3 十 1 十 1. 4) 二 cos30" 一 
138. 20(m2 ) 。 
(6) 地 面 工程 。 
011101002 现 浇 水 磨 石 楼 地 面 : (3. 6X3 一 0. 24) X (4—0. 24) =39. 71), 
011102001 石材 楼 地 面 ( 外 亡 片 石 贴 面 ): (3.6X3 十 1. 3X2)X (2 一 0. 12 十 1. 3) 十 4X 
(1. 3 一 0. 12) 十 (4 十 1. 3+0. 12)X(1. 3—0. 12) +7. 2X (1.3--0. 12) 一 62.22(m2) 。 
(7) 墙 柱 面 工 程 。 
011201001 内 墙 面 一 般 抹 灰 : [(10. 8 一 0. 24) + (4—0. 24) | 23. 6- 3. 35 Х(2.6-- 
0.6)X4 一 2.5X2.6X2 一 3.35X(3. 6—0. 6)=0.9X2. 1—3.35X3X0.6X2=39. 30(m’)。 
011204003 块 料 墙 面 ( 墙 面 咖啡 色 马 赛 克 ); {[(3.6X3 十 0.8X2) 十 (6 十 0.8X2)]X2 
十 (3. 6—0. 25) X4 十 (4 一 0. 25)Ж2} Ж0.4=24. 36(m2) 。 
011205002 块 料 柱 面 (咖啡 色 马 赛 克 柱 面 ): 0.25Х4Х3.6Х4-Е0.25х2Х3.6хХ4+ 
0.25 Х1ХЗ. 6 4--25. 20(п), 

020801001 墙 面 仿古 抹 灰 (1 : 2 白水 泥 白石 属 ):， (3.6—0. 25) ХЪХА4 + (4—0. 25) Х 
12+-0. 63X2. 6ж2х2--27. 45(пР), 

(8) 脚手架 工程 。 

措施 项 目 ，021001001 综合 脚手架 工程 1 项 。 


2. 仿古 建筑 工程 工程 量 清单 































































































对 案例 仿古 建筑 工程 进行 分 部 分 项 工程 清单 工程 量 计 算 后 ， 可 用 表格 列 出 仿古 建筑 工 
程 的 工程 量 清单 见 表 7. 11。 
表 7.11 案例 仿古 建筑 工程 分 部 分 项 工程 量 清 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 数量 
附录 A: 砖 作 工 程 
1 020103001001 细 砖 清水 墙 240 砖 墙 ш? 8.46 
附录 В: 石 作 工程 
2 020201002001 РЕ 块 石 砌 踏步 ш? 2.47 
3 010403001001 石 基础 块 石 砌 止 颖 пе 65. 76 
4 020201008001 ыр 青石 垂 带 mm 0.41 
附录 D: 混凝土 及 钢筋 混凝土 
工程 
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( 续 ) 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 数量 
5 020401001001 矩形 柱 现 浇 钢筋 混凝土 矩形 柱 ш? 270 
6 020402001001 和 矩形 梁 现 浇 钢筋 混凝土 矩形 梁 п? 12.50 
7 020411001001 ЖОЁТ хлапак пі 2.13 
8 020402004001 拱 形 梁 现 浇 钢筋 混凝土 角 梁 пр 0.51 
9 020410001001 橡 望 板 预制 混凝土 带 肋 板 п? 5.75 
10 020404001001 ШАА Л 现 浇 板 厚 60 т? 1.87 
И | 010515001001 现 浇 构 件 钢筋 矩形 梁 、 和 矩形 柱 钢筋 t 2. 127 

附录 Е. 木 作 工程 
2 | 020511002001 БЕЙ 木 挂 落 п? 14. 16 
3 | 011302004001 мы ЖАНЕ мырт п? 60. 83 
14 010802004001 防盗 门 900mmX 2100пат 楼 1 
5 | 020509010001 Би: Та) АЖ 楼 1 
6 | 020509005001 什锦 窗 古 式 木 窗 楼 6 
附录 Е: 屋面 工程 
7 | 011002002001 防腐 砂浆 面 层 1 : 3 水 泥 砂浆 找平 层 ш? 138. 20 
18 | 011001001001 保温 隔 热 屋面 1 : 1.6 水 泥 石 灰 炉渣 找 坡 层 138. 20 
9 | 020602001001 简 瓦 屋面 灰 简 瓦屋 面 п? 138. 20 
附录 J: 地面 工程 
20 | 011101002001 Дата ав ш? 39.71 
21 | 011102001001 石材 楼 地 面 外 廊 片 石 贴 面 п? 62.22 
пн: 抹 灰 工程 
22 | 011201001001 ж 增 面 一 般 | 混合 砂 浆 пе 39. 30 
23 | 011204003001 块 料 墙 面 墙 面 咖啡 色 马 赛 克 п? 24.36 
24 | 011205002001 块 料 柱 面 咖啡 色 马 赛 克 柱 面 т? 25.20 
25 | 020801001001 墙 面 仿古 抹 灰 1: 2 白水 泥 白石 居 пе 27.45 




















7.2.3 案例 定额 工程 量 表 的 编制 


1. 仿古 建筑 工程 预算 定额 工程 量 的 计算 


а) 砌 筑 工程 。 


5-2 毛 石 、 块 石 基础 ( 浆 砌 ， 块 石 砌 四 缝 ): 65. 76mi’ 。 
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香 7 音 ”仿古 建筑 工程 计量 与 计价 





5- 13 砖 砌 外 墙 (1 砖 墙 ) 8. 46ms 。 
(2) 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 。 
6-8 矩形 柱 ( 现 浇 钢筋 混凝土 矩形 柱 ):， 2. 70ms 。 
和 矩形 柱 复合 木 模 : 2. 7X18. 18( 模 板 含 模 量 系 数 ) 一 49. 09(m?)。 
6-13 矩形 梁 ( 现 浇 钢筋 混凝土 矩形 梁 ) : 合计 12. 50п 。 
其 中 : 
Іл: 5.40ш?, Li=1.2m; Го: 3.24m, Гол: 1. 78па 。 
пре ВАЖИ: (5. 40 十 1. 20 十 3. 24 十 1. 78) Х9. 67( 模 板 含 模 量 系 数 ) 二 112. 37Cme ) 。 
XL: 0.88, ВВ ДЖИ: 0. 88X 14. 00( 模 板 含 模 量 系数 ) 王 12.32(m2 ) 。 
6-24 平 板 、 有 梁 板 1. 87 
平板 、 有 梁 板 复合 木 模 1. 87X 10. 70=20. 01(m?) 
6 -61 老 、 嫩 修 ( 现 浇 钢 筋 混凝土 角 梁 ): 0. 5lm 。 
老 、 嫩 人 钱 复 合 木 模 : 0. 51X 17. 79( 模 板 含 模 量 系数 ) 三 9. 07(m? ) 。 
6-94 预制 混凝土 带 肋 板 : 5. 75mz 。 
6-96 翼 角 部 预制 柳 ( 方 直 形 )， 2. 13ms 。 
钢筋 工程 包括 以 下 几 项 。 
Ф 250тт х 250тт 钢筋 混凝土 柱 。 
ДИАЛ: 4920 单 根 长 3. 6 十 0. 6 一 0.025 三 和 175(m) ， 总 长 为 4.175X4X12 王 200.4(m)。 
Йй. Ф6@200 单 根 长 (0. 25 一 0.05 十 0. 25 一 0. 05) X2 十 10X0.006X2 一 0.92(m) 。 
短 筋 根 数 为 ， 3. 6/0.2 十 1 二 19 根 ,总 长 为 0. 92х19 Х12=209. 76( т). 
@ 211. 
顶部 架 立 筋 : 2 14- 单 根 长 6 十 0. 24 —0. 025.26. 25 х0. 014 2--6. 365( п), АЕ 
Ж 6. 365х2х2=25.46(т). 
底部 受 力 筋 ， ЗФ МЖК 6-0. 24—0. 025Ж2-6. 25 Х0. 014Ж2=6. 365( п), МК 
为 6. 365%3Ж2=38. 19( т). 
ЖЕ: 2912 МЖК 1.4 +0.414 Х (0. 4—0. 05) Ж2-+ 6. 25 0.012 Х2=1. 840 
(т), МК 1. 840Ж2Х2=7. 36 (т). 
ЖЕ: $6@200 单 根 长 (0. 25—0. 05 十 0. 4—0. 05) Х2+10Х0. 006 Х2=1. 22(m)。 
短 筋 根 数 为 (0. 6 十 0. 8 十 0. 5 十 0. 5) —0. 1 十 (2. 6 十 1. 0) 二 0. 2 十 1 一 43( 根 )， 总 长 为 ， 
1. 22X43X2=104. 92(m) 。 
@ 3 
顶部 架 立 筋 : 2 16 单 根 长 3.6X3 十 0. 24—0.025Ж2-6. 25 Х0.016Х2= 11. 19(m)， 
总 长 为 : 11.19ж2х3--67. 141), 
底部 受 力 筋 , 2 16 单 根 长 3.6X3 十 0. 24 一 0. 025X2 十 6. 25X0.016X2 二 11.19(m), 总 
长 为 : 11.19X2X3=67. 14(m)。 
支 座 吊 筋 : 2$ 12 单 根 长 1.4 十 0.414X (0.4 一 0.05)X2 十 6.25X0.012X2=1. 840 
(m)， 总 长 为 1.840X2X3X3=33. 12(m)。 
Йй. $6@200 单 根 长 (0. 25 一 0. 05 十 0. 4 一 0.05)X2 十 10X0.006X2==1. 22(m)。 
籍 筋 根 数 为 : [C0. 8 十 0. 8)/0. 1 十 2. 0/0. 2 十 1]X3 二 81( 根 )， 总 长 为 : 1. 22X81X3= 
296. 46(m) 
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Ф 


2LzA。 


顶部 架 立 筋 : 216 单 根 长 7. 8 十 0. 24—0. 025Ж2-6. 25X0.016X2 二 8. 19Cm) ， 总 长 


为 8.19 


X2X2=32.76(m)。 


底部 受 力 筋 : 2 16 单 根 长 7. 8 十 0. 24 一 0.025X2 十 6. 250. 016 Ж2=8. 19( п), 总 
К: 8.19X2X2 一 32.76(m) 。 

支 座 吊 筋 : 2$ 12 МЖК 1.4 +0. 414 Х (0.4--0.05) Х2+-6. 25 Х 
(т), МК 1.840х2х2-7. 36(m)。 





1.25X2X2=5(m)。 





1.20X2X2=4. 8(m)。 
ВРУ: Ф 6@200 单 根 长 (0. 25 一 0.05 十 0. 4 一 0.05)X2 十 10X0.006X2=1. 22(m)， 
跨 内 籍 筋 根 数 为 (0. 8 十 0. 8) «3-0. 1402.040. 5 十 0.5) 二 0. 24 








0.012X2=1. 840 


牛 腿 部 受 力 筋 :214 单 根 长 0. 8 十 0. 3 一 0.025 十 6. 25 Х0. 014X2 王 1.25(m) ， 总 长 为 





牛 腿 部 底 筋 ， 2 10 单 根 长 0.8 十 0.3 一 0.025 十 6.25X0.010X2 王 1.20(m)， 总 长 为 











1 一 64( 根 )， 总 长 








为 1.22X64X2 王 156.16(m)。 

ЖЭО: Ф6@150 单 根 长 (0.25 一 0.05 十 0. 28 一 0.05) 2-10 х0. 006 Ж2= 
0. 98(m)。 

悬 挑 部 分 夭 筋 根 数 0.8/0.15 十 1==7( 根 ); 总 长 为 0.98X7X4=27. (т), 


© 


顶部 架 立 筋 : 2ф20 МЖК 12.3Ж2+7.4Ж4- 
长 为 55. 14Ж2=110. 28 (m)。 
底部 受 力 筋 1g 16 单 根 长 4 十 0. 8 十 0. 12 一 05025 十 0. 414 Х (0. 4 一 


总 长 为 


А 








А 
2х2х4 


МЕДИ. Ф 600200 单 根 长 (0. 25—0. 054-0. 4—0. 


底部 受 力 筋 : 2 由 16 ИК 12.2х2-+7.4Ж4- 
长 为 55. 14X2 一 110.28(m) 。 

422 ЛИ: 2Ф14 单 根 长 0.8 十 0. 3 一 0. 0254-6. 25 х0. 014х2=1. 25(т), АКУ 
.25X2X2X4=20(m)。 
ЕИ ШЕЛ: 2Ф10 单 根 长 0. 8 十 0. 3 一 0. 025 十 6. 25 X0.01X2=1.2 


Го 


5.04х1х4=20..16(т), 


=19.2(т), 





短 筋 根 数 为 , 4X[(1.0 十 1.0 十 0.6 十 0.6) 二 0. 14-02. 04-0. 8) —0. 24 


2 二 0.2) 
ж 
0. 98( па 
А 


X3X2 王 344( 根 )， 总 长 为 1. 22X344 二 419. 68(m)。 





) 。 
挑 部 分 短 筋 根 数 为 , 0. 8/0. 15 十 1 一 7( 根 )， 总 长 为 0. 98X7X2 


Е (0. 24—0. 025Ж2) Х6=55. 14(m) ， 总 


0. 05) =5. 04(т), 


Е (0. 24 一 0. 0252) <6=55. 14( т), Ж 


(m)， 总 长 为 1.2X 


05)X2 二 10X0. 006X2=1. 22(m)， 


Е1]+(1. 6--0. 1+ 





ЕУ В: Ф6@150 单 根 长 (0.25 一 0.05 十 0.28 一 0.05) X2 十 10X0.006X2= 


X4=54. 88), 


斜 梁 部 分 主 筋 : 4 12 Е 2--соз30°-Е6. 250. 012Ж2=2. 46), АКО 2.46 х 
4X2X4 一 78.70(m) 。 
和 斜 梁 部 分 得 筋 : $ 6@200 单 根 长 (0. 2 一 0.05 十 0. 24—0. 05) Х2-Е10Х0. 0062--0. 8ат), 
短 筋 根 数 为 : (2 二 cos30") 0. 2 十 1 二 13( 根 )， 总 长 为 0.8X13X2X4 一 83.2(m) 。 














2.69(m) ， 总 长 为 2.69X4X4 一 43. 04(т). 
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中 间 短 柱 插 筋 : 4$ 12 单 根 长 0. 36 十 0. 58 十 0. 36 十 0. 27 2+0. 3 十 0. 4 一 0. 05 十 0.2 


а” 仿古 建筑 工程 计量 与 计价 


中 间 短 柱 短 筋 : Ф 6@200 单 根 长 (0. 24 一 0.05 十 0.25 一 0.05) X2 十 10X0.006X2= 
0.9( т), 
短 筋 根 数 为 ， (0. 36-0. 58-0. 36-0. 27X2 十 0.3) 二 0. 2 十 1 一 12( 根 )， 总 长 为 0. 9X 
12X4 一 43.2(m) 。 
两 侧 短 柱 插 筋 : 4 12 МЖК 0.36-0. 58 — $1130° +0. 36 十 0.3 十 0. 4 一 0.05 十 0. 2 一 
2.73(m)， 总 长 为 2.73X4X2X4=87. 36(m)。 
两 侧 短 柱 笨 筋 : 9 6@200 单 根 长 (0. 24 一 0.05 十 0. 25—0.05)Х2-10Х0. 006Ж2=0. 9(т), 
ВО: (0. 36 十 0. 58 二 sin30" 十 0. 36 十 0. 3) 二 0. 2 十 1 一 12( 根 )， 总 长 为 0.9X12X2 
X4 一 86.4(m) 。 
G@ 角 梁 。 
顶部 架 立 筋 ， 2 12 单 根 长 (1. 1 十 1. 11 十 2. 39 十 0. 99) 十 6.25X0. 012X2 一 5.74(m)， 
总 长 为 5.74X2X4 一 45. 92(m)。 
底部 受 力 筋 : 2 12 单 根 长 (1.1 十 1.11 十 2. 39 十 0. 99) 十 6, 25X0.012X2==5.74(m)， 
总 长 为 5.74X2X4 一 45. 92(m)。 
МЕДИ: Ф6@150 单 根 长 (0. 12—0. 05-0. 2—0. 05) 2+ 100. 006Ж2=0. 56(т), 
短 筋 根 数 为 ， (1. 1 十 1. 11 十 2. 394-0. 99) --0.15-451--39 ОВ), МКО 0. 56 X39X4= 
87.36Cm) 。 
钢筋 统计 见 表 7. 12。 





























жт. г 案例 钢筋 统计 表 























序号 钢筋 直径 (mm) 钢筋 总 长 (m) 钢筋 线 质量 (kg/m) 钢筋 总 质量 (kg) 

1 中 6 1569. 46 0. 260 408. 06 

2 Фо 24 0.617 14. 81 

3 中 12 348.78 0. 888 309. 72 

4 中 14 88. 65 1.208 107. 09 

5 中 16 330. 24 1.578 521. 12 

6 中 20 310. 68 2. 466 766. 14 
2126. 94 

















(3) 装饰 装修 工程 。 

7-17 现 浇 水 磨 石 楼 地 面 ( 本 色 ): 39.71m?。 

7-28 花岗岩 楼 地 面 (外 廊 片 石 贴 面 ): 62. 22”. 

7-63 内 墙 混合 砂浆 抹 灰 : 39. 30m 。 

7- 82 外 墙 面 水 刷 石 装饰 抹 灰 (1 : 2 白水 泥 白 石 悄 ): 27. 45m 。 
7-104 墙 面 水 泥 砂 浆 贴 咖啡 色 马赛 克 : 24. 36m?。 

7- 105 柱 面 水 泥 砂 浆 贴 啡 色 马赛 克 : 25. 212. 

7 一 160 木 龙骨 吊 在 混凝土 板 下 : 60. 83m?。 

7 一 165 薄板 吊顶 :60. 83°. 























园 村 工程 计 星 与 计价 

(4) 仿古 木 作 工程 。 

8- 234 Инк СВЕ: 3. 35X (2. 6—0. 6) Х4-+Е2. 5Х2.6Х2=39. 8(m?)。 

8- 244 实 踏 大 门扇 制作 (8cm) 3. 35X (3. 6—0. 6)=10. 05(m2 ) 。 

8-244 实 踏 大 门 安装 : 10. 05m? 。 

7-222 钢板 防盗 门 : 0. 9X2.1=1. 89? ) 。 

8- 306 倒挂 棚子 ( 步 步 锦 ， 软 楼 ): 14. 16m? 。 

(5) 石 作 工程 。 

10-56 踏步 、 阶 沿 石 制作 (二 遍 和 市 短 ， 厚度 12ст 以 内 ): 3.35X0.9 十 1.75X0.9X2= 
6.17(тп?)„ 

10 - 69 ЭИС ЛЖ, ПЯ, 30ст 以 内 ): 0.25Х0.9Х6=1. 35), 

10-79 垂 带 安装 : 1. Зот, 

(6) 屋面 工程 。 

11-7 屋面 保温 隔 热 (1 : 1.6 水 泥 石 灰 炉 渣 找 坡 层 ): 138. 20m: 。 

11 -25 防水 砂浆 防潮 层 (1 : 3 水 泥 砂浆 找平 层 ) : 138. 20nY 。 

11-46 粘土 简 瓦 屋面 ( 灰 简 瓦屋 面 ): 138. 20m2。 

(7) 脚手架 工程 。 

措施 项 目 : 综合 脚手架 (3. 6234 1.32) Х (6. 245—0. 125+1.3) + (3.62 + 1.3+ 
0. 12) (1. 3 一 0. 12) 一 109. 60(m2 ) 。 


2. 仿古 建筑 工程 预算 定额 工程 量 表 
仿古 建筑 工程 预算 定额 工程 量 表 见 表 7. 13. 
表 7.13 仿古 建筑 工程 定额 工程 量 表 













































































序号 | ”定额 编号 分 部 分 项 工程 名 称 计量 单位 工程 量 
ам вт 
1 5-2 Е, ВНОК. У) 10m 6.576 
2 5- 13 砖 砌 外 墙 (1 砖 墙 ) 10m 0. 846 
第 六 章 ”混凝土 及 钢筋 工程 
3 6-8 和 矩形 柱 ( 现 浇 钢筋 混凝土 矩形 柱 ) 10mm 0. 27 
4 6-13 ЖЕЎЕСИ БЕЙ ИЙЛЕЙ ЕЖЕ) 101" 1.250 
5 6-24 平板 、 有 梁 板 10m 0.187 
6 6-61 я, жи 10т* 0.051 
7 6- 94 预制 混凝土 带 肋 板 10m 0.575 
8 6-96 辟 角 部 预制 橡 ( 方 直 形 ) 10m 0.213 
9 14-18 矩形 柱 复合 木 模 1000 0. 491 
10 14-21 矩形 梁 复 合 木 模 1000 1.247 
и 14-31 平板 、 有 梁 板 模板 10007 0. 200 
12 14-25 ж. жинаже 100 0. 091 
13 6- 136 ТЯ (Ф 10тт 以 内 ) 1 0. 423 

















潮 ? 剖 3 仿古 建筑 工程 计量 与 计价 

















































































































( 续 ) 
序号 | ”定额 编号 分 部 分 项 工程 名 称 计量 单位 工程 量 
14 6- 137 ЯФ 10mm 以 外 ) Г 0. 938 
15 6 – 138 螺纹 钢 Г 0. 766 
第 七 章 ”装饰 装修 工程 
16 7-1 现 浇 水 磨 石 楼 地 面 (本 色 ) 1000? 0. 397 
17 7-28 花岗岩 楼 地 面 (外 廊 片 石 贴 面 ) 100m2 0. 622 
18 7-63 内 墙 混 合 砂浆 抹 灰 100тё 0. 393 
19 7-82 外 墙 面 水 刷 石 装饰 抹 灰 (1 : 2 白水 泥 白 石 悄 ) 100m2 0.275 
20 7- 104 墙 面 水 泥 砂浆 贴 咖啡 色 马赛 克 1000 0. 244 
21 7- 105 柱 面 水 泥 砂 浆 贴 啡 色 马 赛 克 100m? 0.252 
22 7- 160 木 龙 骨 吊 在 混凝土 板 下 100m 0. 608 
23 7- 165 薄板 吊顶 100т\? 0.608 
зли ЖЕТ 
24 8- 234 仿古 式 长 窗 扇 (各 方 槟 式 ) 10m 3. 980 
25 8- 244 实 踏 大 门扇 制作 (8cnn) 10m2 1. 005 
26 8- 250 实 踏 大 门 安装 10m 1.005 
27 7-222 钢板 防盗 门 100m? 0.019 
28 8- 306 НЫН ОР. М) 10m2 1.416 
ти дете 
29 10- 56 ӨР, ЕАИС ЈЕ, 厚度 12cm 以 内 ) ш? 6.17 
30 10-69 ДЕРИ ЕС А. ТИЯ ЗОст 以 内 ) тї? 1.35 
31 10-79 重 带 安装 т? 1.35 
第 十 一 童 。 屋 面 工程 
32 11-7 屋面 保温 隔 热 (1 : 1.6 水 泥 石 灰 炉渣 找 坡 层 ) 100п? 1. 382 
33 11-25 防水 砂浆 防潮 层 (1 : 3 水 泥 砂浆 找平 层 ) 100m 1. 382 
34 11-46 粘土 简 瓦 屋面 ( 灰 简 瓦屋 面 ) 10m2 13. 82 
35 12-11 综合 脚手架 О р 7m 以 内 ) 1002 1. 096 
36 13-1 机 械 垂 直 运输 (高 度 15m 以 内 ) 100m2 1.096 
| 7.3 仿古 建筑 工程 计价 
仿古 建筑 工程 量 清单 计价 即 是 在 仿古 建筑 工程 量 清单 中 填 人 综合 单价 ， 综 合 单价 与 清 





ыенен 


单 工程 量 相 乘 得 出 综合 合 价 ， 再 汇总 得 出 分 前 








其 他 项 目 费 、 规 
工程 无 异 ， 都 是 
组 合 而 成 。 


























费 和 税金 的 过 程 。 对 仿古 建筑 而 言 ， 


分 项 工程 合 价 ， 最 后 计 提 措 施 项 目 费 、 
综合 单价 的 计算 与 其 他 分 部 分 项 











在 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 基础 上 ， 再 加 上 管理 费 、 利 润 和 风险 因素 





7.3.1 仿古 建筑 工程 清单 计价 


仿古 建筑 定额 工程 计价 的 方法 也 与 其 他 分 前 
中 采用 定额 工程 量 乘 定额 基价 (工料 单价 )， 得 4 
提 施 工 组 织 措施 费 、 间 接 费 、 利 润 和 税金 得 出 寻 


1 仿古 建筑 工程 项 目 综合 单价 分 析 


无 论 是 仿古 木 作 工程 、 砖 细 工 程 、 石 作 工程 、 屋 面 工程 、 地 面 工程 、 抹 灰 工 程 、 油 漆 
彩 画 工程 还 是 玻璃 祛 糊 工程 ， 其 分 部 分 项 工程 项 目 综合 单价 的 报价 原理 与 第 4 章 、 第 5 章 


和 第 6 章 分 部 分 项 工程 报价 原理 一 致 ， 即 都 是 在 定额 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 基 在 








分 项 工程 类 似 ， 即 在 仿古 建筑 工程 预算 








В 








管理 费 、 利 润 和 风险 因素 并 加 总 而 成 。 案 例 工程 综合 单价 分 析 见 表 7. 14。 


表 7.14 案例 仿古 建筑 综合 单价 分 析 表 





4 直接 工程 费 和 施工 技术 措施 费 合 价 ， 再 计 
BE 筑 安装 工程 费 。 








(КИМ 






































Ё на 2 综合 单价 组 成 (元 ) щем 
序 i 工程 综合 
码 = 
я. АН 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 人 工 | 材料 | 机械 | 管理 | 利润 ла | 价 (元 ) 
аа я 
020103001001 | “” 细 砖 清水 墙 ma | 8.46 |68, 59228.78 2.28 |10.63| 3. 54 | 313. 82 
1 Я Ш(1 ЕЁ 313. 82 
5-13 А. а ВЕ пота? |0. 816 685. 85 2297.76] 20.81 | 106.30 | 35.40 | 3138.20 
了 
020201002001 | Р п? |2.47 |793.61|779.42| 0.00 |119.05| 39.69 | 1731.77 
2 踏步 、 阶 沿 石 1731. 77 
10-56 制作 (二 遍 市 短 , | ms | 6.17 |317. 7812. 02 47.66] 15.89| 693. 26 
厚度 12cm 以 内 ) 
010403001001 石 基础 ms |65. 76154.40135. 70 3.51 | 8.69 | 2.90 | 205. 19 
3 毛 石 、 块 石 基 205. 19 
5-2 础 ( 浆 砌 ， 块 石 | 10m |6.576| 543. 95 1356, 99| 35.14 | 86.90 | 29.00 | 2051.90 
Ва) 
020201008001 | ЗЕ п? | 0.41 | 858. 20 1006. 31 0.00 |128.71| 42.90 | 2036. 12 
垂 带 制作 (二 
4 10- 69 я. МИЯ | п? | 1.35 15.36 304.4 32. 30| 10. 77 |2036. 12| 2036. 12 
30cm 以 内 ) 
10- 79 垂 带 安装 m | 1.35 |45.28| 1.22 6.79 | 2. 26 | 55.56 












































ята 仿古 建筑 工程 计量 与 计价 






















































































( 续 ) 
аа 综合 单价 组 成 (元 ) 
序 i т 综合 
в ”项 目 编码 项 目 名 称 = 3 ш 
号 на 单位 | 数量 Ат | 材料 | 机 械 | 管理 利润 | 小 计 | 价 (元 ) 

яя я 
020401001001 | ЖЕ m | 2.70 | 78. 78214.02 7.86 |13.00| 4. 33 | 317.99 
5 和 矩形 柱 ( 现 浇 317. 99 
6-8 钢筋 混凝土 矩形 | 10ms | 0.27 |787. 8212140. 17 78. 58 | 130. 00) 43. 30 | 3179. 90 
ЖЕ) 
020402001001 | ЖЕ п? 112.50161.93214. 35 7.45 |10.41| 3.47 | 297. 61 
6 ЖОЁ Ж ОЮ 297. 61 
6-13 钢筋 混凝土 矩形 | 10m | 1.25 | 619. 34 2143. 52] 74.52 | 104.10| 34.70 | 2976.10 
Э) 
020411001001 | 7 ЕЕВС ш? [2.13 |71. 45251. 87 6.55 |11. 70| 3. 90 | 345. 47 
Я ЕТ 345. 47 
6-96 Ж Арван 100? | 0.213 | 714. 50 |2518 70). 65.19 | 117.00 39.00 | 3454.70 
( 方 直 形 ) 
020402004001 | 拱 形 梁 mi | 0.51 |42:08812. 28 0.74 | 6.42 | 2.14 | 363. 66 
8 363. 66 
6-61 №, ши 10ma |0. 051 |420. 823122. 81 7.44 | 64,20 | 21.40 3636. 60 
020410001001 | Жї ma 了 | 5.75 |85. 80222. 36 24. 63 |16.56| 5. 52 | 354. 88 
9 Е 354. 88 
6-94 о IOm |0. 575| 858. 022223, 60 246. 32| 165.60] 55.20 | 3548.80 
020404001001 | РШ m | 1.87 ]46.10[225.58 8.17 | 8.14 | 2.71 | 290. 70 
10 290. 70 
6-24 平板 : 有 梁 板 | 10ms |0. 187 |460. 992255. 79 81.67 | 81.40 | 27.13 | 2906.98 
010515001001 | ” 现 浇 构 件 钢筋 | + |2. 127 130. 874036, 46] 57. 82 | 73. 31 | 24. 44 | 4622. 90 
6- 136 тш @ 10mm| 10.423| 676 [2970.68/41. 39 107.61 35. 87 4881. 50 
11 4622. 90 
6-137 „И СФ 10mm| 0,938 аат. 54084.75160. 6775. 33 25. 11 4687. 35 
以 外 ) 
6- 138 螺纹 钢 t 10. 7661282. 5|4013.67| 63. 41|51. 89| 17. 30| 4428. 76 
020511002001 | 017 п? |14.16[165.88 74.05 24. 881 8. 29 | 273.10 
12 НИШ: Ж 273. 10 
8- 306 а К 10m |1. 416 |1658. 80 740. 50 248. 80| 82. 90 | 2731.00 
步 锦 软 楼 Е к 
011302004001 | _ ЖЕ е |6o.g3j14.74|56. да 0.14 | 2.24 | 0.75 | 71.31 
吊顶 
13 木 龙 骨 吊 在 混 站 а, 74. 31 
7- 160 100? | 0. 61 |990. 0013063. 20) 149. 00] 50.00 | 4252.00 
凝 土 板 下 = Ё 
7- 165 薄板 吊顶 100т? | 0. 61 |484.00|2581. 00 14. 00 | 75.00 | 25. 00 | 3179.00 
010802004001 | БУГ 楼 1 131.46Б1. 64 4.71 | 1.58 | 549. 40 Р" 
7- 222 钢板 防盗 门 (100г |0. 019 | 1656. 00|26028 29 248.00 | 83.00 | 291600 | 



































247 
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( 续 ) 
р 综合 单价 组 成 (元 ) ива 
序 i т 综合 
в 项目 编 码 项 目 名 称 = 3 二 
号 名 称 | 单位 | 数量 | 人 工 | 材料 | 机 械 | 管理 | 利润 | 小 计 | 价 (元 ) 
яя я 
020509009001 | ЗИП 楼 1 2678. 391788. 60 18. 40 | 404. 50] 134.80| 5024. 70 
15 8- 244 实 路 大 门扇 制 10m |1. 005|2145.0d1632. 87 18. 30 | 324. 50| 108. 20| 4228.90 | 5024. 70 
作 (8cm) 
8- 250 实 踏 大 门 安装 | 10m? |1. 005 |520. 00146. 83 78. 00| 26. 00| 770. 80 
020509005001 什锦 窗 楼 6 |832.09|452.30| 5.00 |125. 60| 41. 90 | 1456. 90 
16 仿古 式 长 窗 扇 1456. 90 
8- 234 СЕ уж Ж): | 10 | 3.98 |1254. 40 681.90| 7.64 | 189.30] 63.10 | 2196.30 
6 楼 
011002002001 | ”防腐 砂浆 面 层 | п’ |138. 20 4.64 | 6.40 下 0 20 | 0.73 | 0.24 | 12. 21 
17 防水 砂浆 防潮 12. 21 
11-25 МО : 3 水 泥 砂 |100m2|1.3821463.50640. 21119. 91 |73. 00|24.00|1221.00 
浆 找平 层 ) 
011001001001 | ”保温 隔 热 屋面 | пе |138.20| 5.20 | 19.95\0.25 | 0.82 | 0.27 | 26.49 
18 屋面 保温 隔 热 26. 49 
1-7 (121.6 0841 |100п1 | 1. 382] 520..0011994. 74 24. 60 | 82.00 | 27. 00 | 2649.00 
灰 炉渣 找 坡 层 ) 
020602001001 | МАШ m |138. 20148. 15| 62. 45| 0.23 | 7.26 | 2.42 | 120.51 
18 粘土 简 瓦 屋面 120. 51 
К 0 Ве. , РЕА 
一 4 2 |13. 821 50624. 49 2. Е 4. 5. 
11-46 ( 灰 简 瓦 屋面 ) 10m |13. 82|481. 50624. 49| 2. 28 |72. 60| 24. 20|1205. 10 
011101002001 Эш И п? |39.71|25.48|11. 44| 1.97 | 4.12 | 1.37 | 44.38 
地 面 
20 44. 38 
现 浇 水 麻石 楼 и 
7-17 210. 397 1144. 09 197. 07| 412. 00| 137. 00| 4438.00 
地 面 (本 色 ) (100% 0.397 
011102001001 | 石材 楼 地 面 п? |62.22| 8.48 |168.59| 0.22 | 1.31 | 0.44 | 179.03 
21 花岗岩 楼 179. 03 
岗 岩 楼 地 面 РА 
7-28 100m2|0. 622| 818 25 |16858 89) 21. 67 | 131.00 | 4400 | 179080 
(外 廊 片 石 贴 面 ) | 1 Б 
011201001001 аа m |39. 30| 7.58 | 5. 10 | 0.23 | 1.17 | 0.39 | 14.47 
22 14. 47 
іе УЕЗ ЛЬ 
7-63 ии 100? | 0. 393 | 757. 50] 510. 3 | 22. 55 | 117. 00] 39.00 | 1447.00 






































ШЫ 仿古 建筑 工程 计量 与 计价 




















( 续 ) 
ж + Р 综合 单价 组 成 (元 ) жеш 
计量 | 工 综合 
号 | 项目 编码 | ВАВ | 单位 | 数量 | 人 工 | 材料 | 机 械 | 管理 | 利润 | 小 计 | 价 (元 ) 
яя яя 
011204003001 | 块 料 墙 面 п? |24.36|24.75|18.21| 0.12 | 3.73 | 1.24 | 48.05 
2 墙 面 水 泥 砂浆 18.05 
7- 104 А 2 |0. 244 2474. 941821. 13 11. 71 1373.00) 124.00] 4805.00 
贴 咖 啡 色 马 赛 克 |1009 
011205002001 | ” 块 料 柱 面 m |25.20|28.21|19.21| 0.12 | 4.25 | 1.42 | 53. 21 
2 柱 面 水 泥 砂 浆 Ва Е И э 
7- 105 щщ {афу 10097 | 9. 252 2820 В11921. 39 11.71 | 925 00| 142 00| 5321.00 





020801001001 | ВИЖ | оп? |27.45|20.71| 8.09 | 0.28] 3.15 | 1.05 | 33. 28 





со 
сл 


外 墙 面 水 刷 石 33. 28 
7=82 装饰 抹 灰 (1 : 2 |100m?|0.275|2071.20| 809299 |. 28. 11 | 315.00| 105. 00| 3328.00 
РИКИ 





























и 


ЗВ 50855 一 2013) 中 属于 措施 项 目 表 ( 二 )， 也 采用 综合 单价 法 来 计价 


脚手架 工程 和 垂直 运输 作为 施工 技术 措施 项 目 ， 在 《建设 工程 工程 量 清 单 计价 规 范 》 








本 案例 管理 费 和 利润 在 人 工 费 和 机 械 费 合计 基础 王 按 一 定 费 率 计 提 ， 其 中 管理 费 费 率 





5%, ВИЖ 570. 
2. 仿古 建筑 工程 工程 量 清单 计价 
在 综合 单价 组 价 完成 之 后 ， 即 可 在 仿古 建筑 分 部 分 项 工程 量 清单 中 填 和 人 综合 单价 ， 见 


Ж 7. 15， 并 将 工程 数量 列 与 综合 单价 列 相 乘 求 出 合 价 ， 汇 总 后 的 合 价 为 仿古 建筑 的 分 部 分 项 工 
程 费 。 再 计 提 措施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 后 得 到 建筑 安装 工程 费 。 见 表 7. 16。 


表 7.15 案例 仿古 建筑 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 



































序号 | 项目 编码 。 | “项目 名 称 项 目 特征 а | а айл) 
附录 А: 砖 作 工 程 

1 | 020103001001 细 砖 清水 墙 240 砖 墙 п? 8.46 | 313.82 | 2654. 92 
附录 В: 石 作 工程 

2 | 020201002001 | Е 块 石 砌 踏步 п? | 2.47 | 1731.77 | 4277.47 

3 | 010403001001 | 石 基础 块 石 墙 趾 缝 п? |65.76 | 205.19 | 13493. 29 

4 | 020201008001 | з тате п? | 0.41 | 2036.12 | 834. 81 
附录 D: 混凝土 及 钢筋 
混凝土 工程 

5 | 020401001001 | ЖЕЕ 现 浇 钢筋 混凝土 矩形 柱 | п? | 2.70 | 317.99 | 858.57 





























ыенен 




























































































( 续 ) 
计量 | 工程 | 综合 单价 Е 
序号 | ， 项 目 编码 “| 。 项 目 名 称 项 目 特征 ма та [ав 
6 | 020402001001 ез 现 浇 钢筋 混凝土 矩形 梁 | m | 12.50 297.61 | 3720. 13 
7 | 020411001001 | УНЕЖЕ КЕ ДИЗ п? | 2.13 | 345.47 | 735.85 
8 | 020402004001 | #903 现 浇 钢筋 混凝土 角 梁 п? | 0.51 | 363.66 | 185.47 
9 | 020410001001 | В 预制 混凝土 带 肋 板 m | 5.75 | 354.88 | 2040. 56 
10 | 020404001001 带 橡 屋 面板 现 浇 板 厚 60 п? 1.87 | 290.70 | 543. 61 
И | 010515001001 м. НН 和 矩形 梁 、 和 矩形 柱 钢筋 t | 2.127 | 4622.90 | 9832. 91 
] 
附录 Е. 木 作 工 程 
12 | 020511002001 | Е 木 挂 落 по | 14. 16 | 273.1 | 3867. 10 
пират 
13 | 011302004001 Е. ами 芦苇 纹 竹 平 项 п? |60.83| 74.31 | 4519. 98 
ЕПУ НА 
ЛАГ 钢 质 549. 4 549. 4 
14 | 010802004001 防盗 门 g00omm Xx 210001 ® 1 549.40 | 549.40 
15 | 020509010001 ЖЖП 古 式 木 门 в 1 5024. 70 | 5024. 70 
16 | 020509005001) ”什锦 窗 古 式 木 窗 ® 6 |1456.90| 8741.4 
附录 下 : 屋面 起程 
17 | 011002002001 腐 砂 浆 1 : 3 水 泥 砂 桨 找平 层 m |138.20| 12.21 | 1687. 42 
ним : 泥 石 灰 炉 ; 
18 | 011001001001 ама а 水 泥 石 灰 炉 党 |。 |138.20| 26.49 | 3660.92 
19 | 020602001001 简 瓦屋 面 灰 简 瓦屋 面 m |138.20| 120.51 | 16654.48 
附录 J: 地 面 工程 
20 | 011101002001 ва п? | 39.71 | 44.38 | 1762. 33 
21 | 011102001001] ”石材 楼 地 面 外 廊 片 石 贴 面 п? | 62. 22 | 179.03 | 11139.25 
附录 Н: 抹 灰 工程 
ка -- 
22 | 011201001001 Дине 般 混合 砂浆 m |39.30| 14.47 | 568.67 
23 | 011204003001 | ЖИШШ 墙 面 咖啡 色 马赛 克 m | 24.36 | 48.05 | 1170.50 
24 | 011205002001 块 料 柱 面 咖啡 色 马 赛 克 柱 面 m | 25.20 | 53.21 | 1340. 89 
ка 
25 | 020801001001 ща 面 仿古 | 1:2 白水 泥 白石 居 m |27.45| 33.28 | 913.54 
合计 99778. 17 




















和 7 音 ”仿古 建筑 工程 计量 与 计价 


表 7.16 案例 仿古 建筑 单项 工程 费 汇 总 表 























序号 项 目 金额 (元 ) 
1 分 部 分 项 工程 费 99778. 17 
2 措施 项 目 费 14899. 69 
3 其 他 项 目 费 0 
4 规 费 5604. 13 
5 税金 4225.51 
6 合计 124507. 50 











7.3.2 定额 计价 法 仿古 建筑 工程 定额 计价 


1. 仿古 建筑 工程 的 定额 套 取 与 换算 


1) 仿古 木 作 工程 

(1) 扁 作 梁 、 述 、 橡 、 屋 架 等 木 构件 装修 木材 除 注 明 者 外 ， 以 一 、 二 类 为 准 。 设 计 使 
用 三 、 四 类 木 种 的 ， 其 制作 人 工 耗 用 量 乘 以 系数 革 3， 安 装 人 工 耗 用 量 乘 以 系数 1.15， 制 
作 安 装 定额 人 工 乘 以 系数 1. 25. 

【 例 7-1】 某 园林 景观 亭子 木 梁 采用 樟 木 ， 梁 高 120cm。 试 套用 定额 ， 并 对 定额 基价 
进行 换算 。 

解 : 

樟 木 在 《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》 中 属于 三 、 四 类 木材 ， 套 定额 8 - 
28， 定 额 基价 为 21932 元 凡 0m:  ， 定 额 工作 内 容 包 含 木 杭 的 制作 和 安装 。 

换算 后 基价 一 21932 十 5078X0. 25 王 23202( 元 /10ms ) 。 

(2) 定额 编号 8-131 一 8-157 斗拱 ， 斗 口 均 以 Вет 为 基准 ， 斗 口 尺 二 变动 时 ， 定 额 按 
表 7.4 调整 。 

17-2] 某 园林 仿古 建筑 一 斗 六 升 斗拱 为 丁字 形 ， 斗 口 10cm， 试 套用 定额 ， 并 对 
定额 基价 进行 换算 。 

т: 

套 定额 8 - 125 ， 定 额 基 价 为 382 元 / 座 。 

换算 后 基价 二 382 十 335X0. 28 十 47X0. 95 一 520( 元 / 座 ) 。 

(3) 木雕 定额 仅 为 雕刻 费用 ， 花 板 框架 制作 安装 按 相 应 的 定额 计算 ; 木雕 定额 按 单 面 
考虑 ， 双 面 雕 刻 乘 以 系数 2。 木 雕 定额 以 A 级 木材 雕刻 为 准 ， 若 为 也 级 木材 ， 定 额 乘 系数 
1.50，C 级 木材 定额 乘 系 数 1. 80。 

【 例 7-3】 某 园 林 仿 古 建筑 木 窗 采用 漏 雕花 鸟 工 艺 ， 深 度 1 一 2cm， 单 面 有 雕刻， 材料 
为 亮 楞 木 。 试 套用 定额 ， 并 对 定额 基价 进行 换算 。 

解 : 
套 定额 8 - 394， 定 额 基价 为 780 元 /mm ， 亮 楞 森 在 《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 
预算 定额 》(2010 版 ) 中 属于 也 级 木 木材 ， 需 要 对 定额 基价 进行 换算 。 

换算 后 基价 : 780X1. 50 王 1170( 元 /mz ) 。 















































251 


ашанын 


2) НТ 

方 砖 铺 装 结合 层 按 50 厚 砂 垫 层 考虑 ， 青 砖 贴 面 按 水 泥 砂 浆 粘 结 考虑 ， 材 料 、 砂 浆 的 
品种 、 厚 度 及 配合 比 ， 设 计 与 定额 不 同时 ， 人 允许 调整 。 青 条 砖 贴 弧 形 面 时 ， 人 工 耗 用 量 乘 
以 系数 1. 15， 青 条 砖 材料 耗 用 量 乘 以 系数 1. 05. 

【 例 7-4】 某 园林 仿古 建筑 外 墙 采用 青 条 砖 贴 弧 形 面 ， 密 缝 ， 试 套用 定额 ， 并 对 定额 
基价 进行 换算 。 

解 : 

套 定额 9 -40， 定额 基 价 为 693 元 /10m?。 

换算 后 基价 为 : 693 十 195X0. 15 十 496X0. 05 一 747( 元 /10m2 )。 

3) 石 作 工 程 

а) 锁 口 石 、 地 坪 石和 侧 塘 石 的 四 周 做 快 口 ， 均 按 板 岩 口 定 额 计 算 ， 即 按 快 口 定 额 乘 
系数 0.5 计算 。 

(2) 定额 石 构件 的 平面 或 曲 弧 面 加 工 耗 工大 小 与 石料 长 度 有 关 ， 凡 是 长 度 在 2m 以 内 
按 本 定额 计算 。 长 度 在 Эт 以 内 按 2m 以 内 定额 乘 系数 1.1: 长 度 在 4m 以 内 按 2m 以 内 定 
ВЕ АЖ 1. 2; 长 度 在 5m 以 内 按 2m 以 内 定额 乘 系数 1.35; 长 度 在 ба 以 内 和 бт 以 上 
者 ， 按 2m 以 内 定额 乘 系数 1. 50. 

【 例 7-5】 某 园 林 工 程 侧 塘 石 用 毛料 石 制作 ， 二 步 做 糙 。 石 长 2. 5m， 厚 度 10cm， 四 
周 做 快 口 。 试 套用 定额 ， 并 对 定额 基价 进行 换算 。 















































解 : 
侧 塘 石 制作 套 定额 10 - 64,- 定 额 基 价 为 498 元 /m*， 石 长 超过 2m， 需要 对 定额 基价 
进行 换算 。 


换算 后 基价 为 498X1.1==548( 元 /m?》。 
侧 塘 石 四 周 做 快 日 套 定 额 筑 方 快 口 10 =15， 定 额 基价 为 54 元 /10m。 
换算 后 基价 二 54 类 0. 5 一 27( 元 /10m) 。 
4) 屋面 工程 
尿 面 工程 包括 铺 望 砖 、 羡 瓦 、 屋 疹 等 ， 均 以 平房 沿 高 在 3. бта 以 内 为 准 ; 沿 高 超 
过 3.6m 时 ， 人 工 乘 系数 1.05， 二 层 楼 房 人 工 乘 系数 1. 09， 三 层 楼 房 人 工 乘 系 数 
1.13， 四 层 楼 房 人 工 乘 系 数 1. 16， 五 层 楼 房 人 工 乘 系数 1. 18， 宝 塔 按 五 层 楼 房 系数 
执行 。 
[17-6] 某 园林 仿古 建筑 屋面 铺 望 砖 ， 做 细 平 望 ， 单 层 ， 层 高 4 2m。 试 套用 定额 ， 
并 对 定额 基价 进行 换算 。 
解 : 
套 定额 11 - 38， 定 额 基价 为 907 元 /10m'  。 
换算 后 基价 为 : 907 十 126X0.05 一 913( 元 /10m2 ) 。 


2. 仿古 建筑 工程 预算 书 编制 


仿古 建筑 工程 预算 书 的 编制 是 将 按 定额 工程 量 计 算 规 则 计算 的 定额 工程 量 填 人 预算 书 
表格 (工程 量 列 )， 将 定额 中 套用 的 定额 项 目 基价 或 换算 后 的 基价 填 人 预算 书 表格 (工料 单 
价 列 ) ， 再 将 工程 量 列 与 工料 单价 列 相 乘 ， 得 出 合 价 直接 工程 费 ， 最 后 汇总 得 出 仿古 建筑 
的 建筑 安装 工程 费 。 见 表 7.17. 
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表 7.17 案例 仿古 建筑 施工 图 预算 书 
序号 | 定额 编号 分 部 分 项 工程 名 称 计量 单位 | теш | ТАЙ ая) 
аи Г 
1 5-2 и” 块 石 基础 ( 桨 砌 , иши 10ms 6.576 1936 12731. 14 
2 5-13 砖 砌 外 墙 (1 砖 墙 ) 1008 0. 846 2996 2534. 62 
第 六 章 ”混凝土 及 钢筋 工程 
3 6-8 矩形 柱 ( 现 浇 钢筋 混凝土 矩形 柱 ) 10т° 0.270 3007 811.89 
4 6-13 和 矩形 梁 ( 现 浇 钢 筋 混 凝 土 矩 形 梁 ) 10ms 1.250 2837 3546. 25 
5 6-24 平板 、 有 梁 板 10п? 0. 187 2798 523.27 
6 6-61 ж, жи 100 0.051 3551 181.10 
7 - 04 预制 混凝土 带 肋 板 10т? 0. 575 3328 1913. 60 
8 6-96 ЛИНИИ СЭ ЕПВ) Тот? 0. 213 3299 702. 69 
9 14-18 和 矩形 柱 复合 木 模 100т? 0. 491 3403 1670. 87 
10 | 14-21 和 矩形 梁 复 合 木 模 100? 1.247 4895 6104. 07 
п 4-31 平板 、 有 梁 板 模板 1000 0. 200 2883 576. 6 
12 14-25 ж, жичажи 100? 0. 091 6007 546. 64 
13 | 6- 136 圆 钢 (b Топи ВА р]) 1 0. 423 4688 1983. 02 
14 6- 137 ТАЯ СФ Тотат 以 外 ) 0.938 1587 4302, 61 
15 | 6-138 螺纹 钢 t 0.766 1360 3339. 76 
第 七 章 “” 装饰 装 修 工程 
16 7-17 现 浇 水 麻石 楼 地 面 (本 色 ) 100m 0. 397 3889 1544. 32 
17 7-28 花岗岩 楼 地 面 (外 廊 片 石 贴 面 ) 100m: 0.622 17729 11030. 98 
18 7-63 内 墙 混 合 砂浆 抹 灰 100т: 0. 393 1290 506. 97 
19 7-82 ТИИ 28 | ы 0.275 2908 799.70 
20 7-104 墙 面 水 泥 砂 浆 贴 咖啡 色 马赛 克 100т: 0. 244 4308 1051. 15 
21 7- 105 柱 面 水 泥 砂浆 贴 啡 色 马赛 克 100т: 0. 252 4754 1198. 01 
22 | 7- 160 木 龙骨 吊 在 混凝土 板 下 : 60.831? | 100т: 0. 608 4053 2464. 22 
23 | 7-165 薄板 吊顶 ，60. 83m? 100m: 0. 608 3079 1872. 03 
第 八 章 ， 木 作 工程 
24 | 8-234 仿古 式 长 窗 扇 (各 方 槟 式 ): 6} 10т? 3.980 1944 7737. 12 
25 | 8-244 实 踏 大 门扇 制作 (8cm) 10т> 1.005 3796 3814. 98 
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( 续 ) 
та 
序号 | 定额 编号 分 部 分 项 工程 名 称 计量 单位 теш |2950 да 
26 | 8-250 实 踏 大 门 安装 10m 1.005 667 670. 34 
27 | 7-222 钢板 防盗 门 100mz 0.019 28584 543. 10 
28 | 8- 306 ЕН ОРИ. ЖР) 10m2 1.416 2399 3396. 98 
第 十 章 “” 石 作 工程 
上 ре. МНЕ СЯ, А | ? р 
29 | 10-56 |ы 内 ) п 6.17 630 3887. 10 
зо | 10-69 | ИЕС ЗВУ, ПИТА 30cm |, 1.35 520 702.00 
以 内 ) 
31 | 10-79 垂 带 安装 1. 35 47 63.45 
第 十 一 章 ”屋面 工程 
А Ше 屋面 保温 隔 热 (1 : 1.6 水 泥 石 灰 炉 < 
32 11=7 渣 找 坡 层 ) 100т' 1. 382 2539 3508. 90 
в ша Яни Виа | 1.382 1124 553. 37 
34 | 11-46 粘土 简 瓦 屋面 ( 灰 简 瓦屋 面 》 10m2 13. 82 1108 15312. 56 
35 12-11 综合 脚手架 ОУ Та 以 内 ) 100ma 1. 096 1019 1116. 82 
36 13-1 机 械 垂 直 运输 ( 高 度 15m 以 内 ) 100” 1. 096 786 861. 46 
直接 工程 费 和 施工 技术 措施 费 合 计 105103. 69 
直接 工程 费 和 施工 技术 措施 费 中 的 хоби. иа 
人 工 费 和 机 械 费 合计 
= 
- 71-8, реа Е 
37 | Di_g 施工 组 织 措 施 费 ( 费 率 合计 7.5%) 3153. 11 
р1-9 
38 02-1 企业 管理 费 ( 费 率 15%) 6306. 22 
39 D3 -1 利润 (利润 率 5%) 2102. 07 
40 D4-1 规 费 ( 费 率 13. 33%) 5604. 13 
4 А5 税金 ( 费 率 3. 513%) 4295. 32 
合计 126564. 54 
2] 题 
一 、 填 空 题 
1. 仿古 建筑 特有 的 四 个 分 部 工程 指 А 和 Е 





2.“ 勾 心 斗 角 ”一 词 来 源 于 
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3. 立 贴 式 屋 架 的 工程 量 按 以 计算 。 
4. 蝴蝶 瓦 又 称 为 和 

二 、 选 择 题 

1. 槛 窗 的 工程 量 按 ( ) 计 算 。 

А. Ж В. т С. т> р. 
2. 月 洞 的 工程 量 按 ( ) 计 算 。 

А. 延长 米 B. m С. т р. 
3. 葵 角 石 制 作 安装 按 ( ) 计 算 。 

А. 楼 В. 块 ст р; 
4. 以 下 ( ) 被 视 为 简单 砖 周 。 

A. 牡丹 B. 金莲 C. 梅 桩 В: 
三 、 思 考题 


лр о го е 


四 、 案 例 分 析 


. 简 述 仿古 木 作 工 程 计量 的 特点 。 

对 石料 表面 的 加 工 等 级 进行 比较 。 

.分 析 蝴 蝶 瓦 与 琉璃 瓦 的 特点 及 适用 场合 。 
.描述 仿古 建筑 中 走兽 的 基本 排列 顺序 ， 必 要 时 可 以 画图 说 明 。 
.查阅 相关 资料 ， 绘 制 表 格 对 比 各 种 古 式 木 窗 的 特点 和 应 用 场合 。 


列 出 图 7. 23 所 示 仿 古 建筑 工程 涉及 的 仿古 木 作 、 和 砖 细 、 石 作 和 层面 工程 项 目 ， 采 用 
定额 计价 法 对 这 些 项 目 进行 计量 与 计价 。 
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(а) 某 建筑 一 层 平面 图 1:100 
图 7.23 某 仿古 建筑 图 
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园林 工程 计量 与 计价 
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(b) 某 仿古 建筑 屋顶 平面 图 1:100 
МЕ 青 砖 饰 面 
石材 门框 
жп (СЕВЕ ЕЯ 1100 
6.900 зенит 白色 涂料 6900 6.900 
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® ® де 
地 某 建 筑 侧 立 面 图 1:10 (©1 一 1 剖面 图 L100 


图 7.23 某 仿古 建筑 图 ( 续 ) 





«Ве 
通用 项 目 计量 与 计价 


园林 工程 的 通用 项 目 包 括 土方 工程 、 桩 基 及 基础 热 层 工程 、 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 工 
程 、 砌 筑 工 程 、 装 饰 工程 等 。 在 园林 工程 计量 与 计价 中 通用 项 目 虽 然 不 是 主体 ， 但 一 般 都 
会 发 生 。 在 定额 计价 模式 和 工程 量 清单 计价 模式 并 存 的 情况 下 ,我 们 需要 从 两 个 方面 对 通 
用 项 目的 计量 与 计价 有 所 了 解 。 国 家 标准 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 
2013) 和 《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 中 通用 项 目 工程 量 计算 规 
则 以 及 计价 方式 的 不 同 ， 定 额 计 价 模式 下 通用 项 目 工程 量 的 计算 以 及 计价 ， 清 单 计价 模式 
下 通用 项 目 工程 量 清单 编制 以 及 清单 综合 单价 的 计算 与 分 析 是 本 章 要 重点 阐述 的 内 容 。 


© зая ) 


1. 了 解 园林 通用 项 目的 组 成 及 计价 特点 。 

2. 掌握 土方 工程 、 桩 基 及 基础 热 层 工程 、 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 、 装 饰 工程 的 定 
额 项 目 组 成 、 定 额 计量 单位 和 定额 工程 量 计算 规则 。 

з. 掌握 土方 工程 、 桩 基 及 基础 垫 层 工 程 、 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 工程 、 装 饰 工程 的 清 
单项 目 组 成 、 清 单 计量 单位 和 清单 工程 量 计算 规则 

4. 掌握 通用 项 目 各 分 部 工程 量 清单 的 编制 及 计价 。 





Na ) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
(1) 掌握 各 通用 项 目 定额 工程 量 的 计算 规则 
通用 项 目的 计量 (2) 掌握 各 通用 项 目 清单 工程 量 的 计算 规则 《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建 
(3) 了 解 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 异 | 筑 工程 预算 定额 》(2010) 
同 点 





с) 党 所 通用 项 目的 定额 计价 РЕ 
通用 项 目的 计价 | (0) 掌握 通 用 项 目的 清单 计价 ре НО? 
(3) 掌握 通用 项 目 清单 计价 时 对 定额 的 应 用 | 

ВЯ жж 


тв: 专业 工种 在 加 工 建筑 产品 时 所 必须 具备 的 活动 空间 。 

ЖЖАЖ. 土 壁 边 坡 坡度 ， 以 基 高 与 底 宽 之 比 表示 。 

ЖАЖА. 钢筋 混凝土 基础 与 地 基 土 的 中 间 层 ， 作 用 是 使 其 表面 平整 便于 在 上 面 绑 扎 
钢筋 ， 也 起 到 保护 基础 的 作用 。 垫 层 都 是 素 混凝土 无需 加 钢筋 。 如 有 钢筋 则 不 能 称 其 为 
垫 层 ， 应 视 为 基础 底板 。 
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园 村 工程 计 星 与 计价 

хил: 定额 中 的 天 棚 是 指 现 浇 板 板 底 。 

楼 地 面 :室内 楼 (地 ) 面 的 装饰 层 ， 通 常 包括 找平 层 、 隔 离 层 和 面 层 。 

找平 层 : 水 泥 砂 闭 找 平 层 ， 有 比较 特殊 要 求 的 可 采用 细 石 混凝土 、 沥 青 砂 效 、 源 青 混 
凝 土 找平 层 等 材料 铺设 。 

隔离 层 ， 卷 材 、 防 水 砂浆 、 沥 青 砂浆 或 防水 涂料 等 隔离 层 。 





| 8.1 土石 方 、 打 桩 及 基础 垫 层 工程 计量 与 计价 


8.1.1 园林 土石 方 、 打桩 及 基础 垫 层 工程 


园林 土石 方 工程 有 整理 绿化 用 地 、 绿 化 种 植 ( 乔 灌木 种 植 ) 挖 树 坑 、 园 林 景 观 基础 土石 
方 、 园 林 建 筑 土石 方 等 。 整 理 绿化 用 地 在 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 ССВ 50500 一 
2013) 中 属于 附录 下 “绿化 工程 ”分 部 ， 在 《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》 
(2010 版 ) 中 属于 第 一 章 园 林 绿 化 工程 。 本 章 所 指 土石 方 工程 为 园林 景观 基础 和 园林 建筑 
土石 方 。 园 林 景 观 基础 和 园林 建筑 土石 方 通常 包括 平整 场地 、 挖 地 槽 、 挖 地 坑 、 回 填 土 、 
运 土 等 分 项 工程 。 

园林 河道 驶 岸 与 湖 边 驳 岸 常用 圆 木 桩 ， 圆 木 桩 项 目 在 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规 
范 》(GB 50500 一 2013) 中 属于 附录 第 二 分 部 园 路 园 桥 假山 工程 ,但 在 《浙江 省 园林 绿 
化 及 仿古 建筑 工程 预算 》C2010 版 ) 中 属于 第 四 章 土石 方 、 打 桩 、 基 础 垫 层 工程 。 这 里 ， 
打桩 及 基础 垫 层 工程 包括 打压 预 应力 混 凝 土管 桩 、 人 工 挖 孔 桩 、 打 圆 木 桩 和 基础 垫 层 。 

















8.1.2 土石方、 打桩 及 基础 热 层 工程 定额 计量 与 计价 


计算 土石 方 工程 量 时 ， 应 根据 图 纸 标明 的 尺寸 ， 勘 探 资 料 确定 的 土质 类 别 ， 以 及 施工 
组 织 设计 规定 的 施工 方法 ， 运 土 距离 等 资料 ， 分 别 以 поп? 为 单位 计算 。 
1. 土石 方 、 打 桩 及 基础 热 层 工程 定额 工程 量 计算 说 明 


а) 土石 方 、 打 桩 、 基 础 垫 层 定额 包括 土方 、 石 方 、 打 桩 、 基 础 和 热 

(2) 如 果 工 程 的 土石 方 类 别 不 同 ， 应 该 分 别 列 项 计算 。 

(3) 有 关 人 工 土方 几 点 说 明 。 

Ф 人 工控 土方 最 大 深度 4. От. 

@ 在 挡 土 板 下 控 土 人 工 乘 以 系数 1. 20， 在 群 桩 间 挖 土 人 工 乘 系数 1. 25。 

@ 平整 场地 指 原 地 面 与 设计 室外 地 坪 高 差 士 30cm 以 内 的 原 土 找平 。 

ФРИ. МОЕ, 均 以 干 土 为 准 ， 如 挖 湿 土 ， 其 定额 乘 系 数 1. 18。 湿 土 
排水 另 列 项 目 计算 。 

© 干 土 、 湿 土 以 地 质 资料 提供 的 地 下 水 位 为 分 界线 ， 地 下 常 水 位 以 上 为 干 土 ， 以 
为 湿 土 。 如 果 人 工 降 低地 下 水 位 时 ， 干 湿 圭 划分 仍 以 地 下 常 水 位 为 准 。 





Би 



































标号 


(4) 有 关机 械 土方 
Ф 推土机 、 铲 运 机 
@ 推土机 、 铲 运 机 





@ 挖掘 机 在 垫 板 上 作业 时 ， 
ЛИЛ. 


(5) 有 关 打 桩 工程 


重 车 上 坡 ， 


的 几 点 说 明 。 


тва ананивяня 


如 果 坡 度 大 于 5%， 套 用 定额 乘 系数 1. 75—2. 50. 








在 土 层 厚度 小 于 30cm 挖 土 时 ， 定 额 乘 系数 1. 20。 








定额 乘 系数 1. 25， 铺 设 垫 板 增加 的 工料 费 另行 计算 。 


Ф 预 应 力 管 桩 按 成 品 构件 编制 。 
@ 人 工 挖 孔 桩 按 设计 注 明 的 桩 身 直径 及 孔 深 套用 定额。 


@ 人 工 打 桩 按 木 桩 长 








(6) 基础 垫 层 材料 











度 套用 相应 定额 ， 木 桩 防腐 费用 按 实 际 计算 。 
的 配合 比 设计 与 定额 不 同时 ， 应 该 进行 换算 ， 毛 石 灌浆 如 设计 砂浆 


不 同时 ,砂浆 标号 进行 换算 , 碎 石 、 砂 垫 层级 配 不 同时 ， 砂 石材 料 数量 进行 换算 。 
2. 土石 方 及 基础 工程 项 目 工程 量 计算 规则 

土石 方 及 基础 工程 项 目 工 程 量 
表 8.1 土石 方 及 基础 工程 项 目 工程 量 计算 规则 





+ 计算 规则 见 表 8. 1。 









































序号 项 目 名 称 计量 单位 工程 量 计算 规则 
1 平整 场地 ш? 按 建筑 物 底 面积 的 外 边线 每 边 各 放 2. Опа 所 围 的 面积 计算 
: МЕТ 

КЖ: ана: 中 心 线 、 ДЕ седене 

2 人 工控 地 槽 、 坑 т? 关于 放 坡 : 
土壤 类 别 一 、 二 类 土 ” 三 类 土 ИЖЕ 
起 点 深度 1. 20 1.50 2.00 
放 坡 系数 1:0.5 1:0.33 1:0.25 
按 施工 组 织 设计 规定 的 开 挖 范围 及 有 关内 容 计算 
深度 : 槽 沟 底 至 设计 室外 地 坪 
长 度 ， 外 墙 按 中 心 线 、 内 墙 按 基础 底 净 长 

Р А 关于 放 坡 : 

8 ЕЯ ш 土壤 类 别 ЕЖЕ ЖЕ 四 类 十 

起 点 深度 1.20 1. 50 2. 00 
放 坡 系数 (坑内 ) 1:0.33 1:0.25 1:0.10 
放 坡 系数 ( 坑 上 ) 120.75 0 1:0.5 1:0.33 
打压 预 应 力 са 

4 混凝土 管 竹 т 按 延 长 米 计算 

5 送 桩 m 长 度 按 设计 桩 顶 标 高 至 自然 地 坪 另 增 0. 50m 计算 

6 人 工控 孔 桩 п? 按 护 壁 外 围 截面 积 乘 以 孔 深 计算 

7 ЖЕ пр 按 设计 桩 长 及 直径 ， 按 木材 材积 表 计 算 

8 基础 (地 面 ) 垫 层 ш? 按 图 示 尺 寸 计算 体积 
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ашанын 


3. 典型 沟 槽 工程 量 计算 方法 
СТ) 钢筋 混凝土 基础 有 垫 层 时 。 
СТ) 两 面 放 坡 如 图 8. 1(a) 所 示 。 
5и = (042 хо. 3+] ЖА (0! +20. 10) ЖА" 
@ 不 放 坡 无 挡 土 板 如 图 8. 1(b) 所 示 。 
Sw =(6+2X0.3)Xh+(b'+2X0.1)Xh' 





(а) 两 面 放 坡 (b) 不 放 坡 无 挡 士 板 


图 8.1 钢筋 混凝土 基础 有 垫 层 
式 中 : /一 一 基础 热 层 宽度 ; 


中 一 工作 面 宽度 ; 
/一 一 地 槽 深度 ; 
k 一 一 放 坡 系数 。 


4. 典型 地 坑 工程 量 计算 方法 


(1) 无 垫 层 放 坡地 坑 
矩形 放 坡 地 坑 如 图 8. 2 所 示 。 


Ув = (а 2с + ЕН) X (b+2c+kh) ХА+1/3 Еһ? 











式 中 : a 一 一 基础 垫 层 宽度 ; 
/一 一 基础 热 层 长 度 ; 
< 一 一 工作 面 宽度 ; 
һ 地 坑 深 度 ; 图 8.2 БЕЙИШ 
k 一 一 放 坡 系数 。 


@ 圆 形 放 坡地 坑 如 图 8. 3 所 示 。 
Ув= лһ/302 +К 十 Rr) 
式 中 : 一 一 坑 底 半径 ( 含 工作 面 ); 

有 一 一 坑 顶 半径 ( 含 工作 面 ); 











< 一 一 工作 面 宽度 ; 
有 一 一 地 坑 深 度 ; 
k 一 一 放 坡 系数 。 


МОИ: 通用 项 目 计量 与 计价 








8.3 Мн 


5. 土石 方 工程 定额 计量 计价 案例 


【 例 8-1】 某 园林 建筑 基础 平面 与 前 面 如 图 8.4 所 示 。 已 知 一 、 二 类 土 ， 地 下 常 水 位 
一 0. 80。 施 工 采 用 人 力 开 挖 ， 明 排水 。 求 人 工 挖 一 、 二 类 十 的 直接 工程 费 。 


























240 


f+ 




















素 混 凝 
Ех 
—1.600 











4500 6000: 6000 = 
由 100| | 375 | 450 | 375 = 
3 (475) (475) 
1—1 
基础 平面 图 (2 一 2) 
8.4 


解 : 














Н=1.3т, Нұ =0. 8 





判定 套用 人 工 挖 一、 二 类 干 土 深 2m 以 内 定额 。 


т, С=0.3т, К=0. 5, 


(1) 1—1 剖面 基础 土方 。 
Вы=1. 2 十 0. 2=1. 4(т) 


Li =6X2=12(m) 


Liiin =6—1.4=4. 6(m) 
Іда =12+4. 6=16. 6(m) 


0.5Х1.3)Х1.3Х16. 6=57. 19(2) 








VD- 一 (1.4 十 2X0.3 








0.5X0.8)X0.8X16.6 王 31. 87(т?) 








Умв=(1.4+2Х0.3 
У+=57. 19—31.87 





= 25. 32(2) 
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(2) 2-2 МЕ Е. 


Во-1.4+0 


а= (12 


. 2—1. 6(т) 
‚ (0. 49—0. 24) ХО. 365 
4. 5 Т 








У 


0.24 








(1.6 


2х0. 3 





Уз 











(1.6 


2х0. 3 


Vs 一 125. 08—70. 22=54. 86 (т?) 
(3) 分 项 工程 直接 费 计价 表 见 表 8. 2。 
表 8. 2 分 项 工程 直接 费 计价 表 


)х2 33. 76(т) 


0.5х1. 3) х1. 3 33. 76= 125. 08(m’) 
0. 5х0. 8) ХО. 83 ЖЗ. 76= 70. 22(т?) 

















定额 编号 项 目 名 称 单位 | 工程 量 单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
园林 4-2 | 人 工控 一 、 二 类 干 土 深 2m 以 内 | оп 80. 18 8.0 641 
园林 4-2 | 人 工控 一 、 二 类 湿 土 深 2m 以 内 | m 102.09 | 8.0# 1. 18 一 9. 44 963 
建筑 1- 110 湿 土 排水 тї? 102, 09 5. 78 590 
小 计 元 2194 








6. 打桩 工程 定额 计量 计价 案例 
【 例 8 - 2】 茶园 湖 驳 岸 工程 需 打 圆 木 桩 200m’。 试 计算 打桩 工程 直接 工程 费 。 


解 : 








套 定额 4-122，152 和 9 元 /m;， 见 表 8.45 


表 8.3 分 项 工程 直接 费 计 价 表 









































定额 编号 项 目 名 称 单位 工程 量 单价 合 价 (元 ) 
园林 4- 122 打 圆 木 桩 т? 200 1524.9 304980 
小 计 元 304980 
8.1.3 土石方、 打桩 及 基础 垫 层 工程 清单 计量 与 计价 
1 主 广 工程 
土方 工程 工程 量 清 单项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 ， 按 表 8. 4 的 规定 执行 。 
表 8.4 土方 工程 (编号 : 010101) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | ， 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 土壤 类 别 按 设计 图 示 尺 寸 (1) 土方 挖 填 
010101001| 平整 场地 (2) 弃 土 运 距 п? 以 建筑 物 首 层面 积 (2) 场地 找平 
(3) 取 土 运 距 计算 (3) 运输 
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( 续 ) 
项 目 名 称 量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
设计 图 示 尺 = 
т (1) 排 地 表 水 
(2) 土方 开 挖 
(3) 挡 土 板 支 拆 
按 设计 图 示 尺 寸 | 《4) ВЕК 
挖 基础 土方 以 基础 垫 层 底面 积 | (5) ЭШИ 
乘 以 挖 土 深度 计算 (6) 运输 
та? 
зе 25 
按 设计 图 条 尺寸 Де 
冻 土 开 挖 开 挖 面积 乘 以 厚度 О 开刀、 清理 
以 体积 计算 тори 
(3) 运输 
вм. 按 设 计 图 示 位 置 、| “(1) НИ 
流沙 界限 以 体积 计算 (2) 弃 淤泥 、 
(1) 排 地 表 水 
Я З (2) 土方 开 挖 
| 按 设计 图 示 以 管 
уд - - 3 ТА „не 
ны то | 道中 心 组 长 度 计算 “| ОПЕР 
(4) 运输 
(5) 回填 
石 方 回 填 


[ 程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 ， 按 表 8. 5 的 规定 执行 。 


表 8.5 土石 方 回填 (编号 : 010103) 











项 目 名 称 计量 单位 [ 工程 量 计算 规则 工程 内 容 

按 设计 图 示 | ОВЕЯ _ 
士 ( 石 ) 方 回填 尺寸 以 体积 | ЯЯ 
© " |. (3) 回填 








计算 








(4) 分 层 碾 压 、 夯 实 














(2) 清单 项 目 说 明 。 
上 石 方 回填 项 目 适 上 
的 土方 开 挖 。 
О 场地 回填 : 回填 


ү 






































9 回填 厚度 。 


回填 和 基础 


в 














填 ， 并 包括 指定 范围 内 的 运输 以 











агана 








@ 基础 回填 : 











控 土 体积 减 去 设计 室外 地 坪 下 砖 、 石 混凝土 构件 及 基础 、 垫 





层 体积 


@ 室内 回填 : 主 墙 间 净 面积 乘 以 填 土 厚度 。 其 中 填 土 厚度 按 设 计 室内 外 高 差 减 地 坪 





















































































































































垫 层 及 面 层 厚 度 ， 若 底层 为 回 空 层 时 ， 按 设计 规定 的 室内 填 土 厚度 。 主 墙 是 指 结构 厚度 在 
120mm 以 上 (不 含 120mm) 的 各 类 墙 体 。 

Ф 将 清单 规则 中 的 挖 土方 、 运 土 、 回 填 、 分 层 碾 压 、 夯 实 等 工程 内 容 ， 按 照 设计 图 
纸 、 施 工 方案 、 现 场 场地 情况 确定 清单 项 目的 具体 组 合 的 内 容 ， 并 与 定额 中 的 挖 、 运 土 
( 石 ) 方 、 人 工 回 填 夯 实 、 机 械 碾 压 、 夯 实 等 予以 选择 组 合 ， 作 为 清单 项 目的 计价 子 日 。 定 
和 额 中 就 地 回填 土 子 项 包含 运 距 5m 以 内 土方 运输 .实际 超过 5m 时 ， 应 按 运 土 定额 计算 。 

EN © 基础 土方 放 坡 等 施工 的 增加 量 ， 
| Е 应 包括 在 报价 内 。 
| 8 ® 3. 土石 方 工程 清单 计量 计价 案例 
| 加 【 例 8-3】 某 园林 建筑 平面 图 如 
| ЕЕ 图 8. 5 所 示 , 项 目 特征 : 三 类 土 、 弃 土 运 
| [7 ЇН 50т, З0ст 厚 内 控 土 方 ， 场 地 平整 。 
| А (А 设 推土机 推 土 工程 量 为 20m ， 施 工 组 织 
| Е 设计 规定 : 平整 场地 按 建筑 物 外 边线 各 
зо е 900 1 во 3000, 放 2m 考虑 。 管 理 费 费 率 取 2090, 利润 
} їз Г | 10%， 以 人 工 费 、 机 械 费 之 和 为 取 费 基 
Е Е 数 , 单价 采用 表 8.6 中 数据 。 按 照 上 述 
图 8.5 园林 建筑 平面 图 条 件 完成 平整 场地 工程 量 清单 及 计价 。 
表 8.6 分 项 项 目 单价 
编号 项 目 名 称 单位 人 工 费 (元 ) | 材料 费 ( 元 ) | 机 械 费 (元 ) 
园林 4- 60 平整 场地 ш? 1. 80 
园林 4-97 推土机 推 土 ш? 0. 21 2.62 

解 : 

(1) 依据 清单 规则 算得 ， S=9%. 44X6.0==56. 64(m?), 平整 场地 的 分 部 分 项 工程 量 清 
单 如 表 8.7 所 示 。 

表 8.7 分 部 分 项 工程 量 清 

序号 项 目 编码 项 目 名 称 单位 工程 量 

平整 场地 

1 010101001001 二 类 土 ， 控 土方 ， 弃 土 运 距 50m та? 56. 64 

















(2) 依据 施工 组 织 设计 算得 : $=13. 44 Х 10. 0=134. 462), 


Ф 场地 平整 。 


1. 8Х 134. 4 一 241. 92( 元 ) 。 


管理 费 为 ， 241. 92X20% 二 48. 38( 元 )。 
利润 为 : 241. 92X10% 二 24. 19( 元 )。 
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合计 为 : 314. 49 元 。 
О 推土机 推 土 。 
人 工 费 为 ， 20X0. 21=4. 2( 元 ) 。 
机 械 费 为 ， 20X2. 62 一 52. 4( 元 )。 
管理 费 为 ， 56.6X20%% 王 11. 32( 元 ) 。 
利润 为 ， 56. 6X10%% 王 5. 66( 元 )。 
合计 为 : 73. 58 元 。 
综合 单价 为 : (314. 49 十 73. 58) 二 56. 64=6. 85( 元 /m2 ) 。 
清单 计价 见 表 8. 8 和 表 8.9. 
表 8.8 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 














序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 | 单位 | 数量 综合 单价 (元 )| 合 价 (元 ) 
1 010101001001 平整 场地 тї? 56. 64 6.85 388 


三 类 土 ， 控 土方 ， 弃 土 运 距 50m 





表 8.9 综合 单价 分 析 表 















































综合 单价 (元 ) 
项 目 编码 项 目 名 称 单位 | 数量 - 合计 
Ат: | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 小 计 

平整 场地 : 
010101 

类 土 ， 控 土方 , | о. | 56.64 | 4.35 ~ 0.92 1.05 | 0.53 | 6.85 |388.07 
001001 з 

弃 土 运 距 50m 
园林 4- 60| 平整 场地 m | 134.4 | 1.80 0.36 | 0.18 | 2.34 | 314. 49 
园林 4- 97| 推土机 推 土 п? 20 0. 21 2.62 | 0.57 | 0.28 | 3.68 | 73. 58 

4. 混凝土 桩 








工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 ， 按 表 8. 10 的 规定 执行 。 
表 8.10 混凝土 桩 (编号 : 010201) 











项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 土壤 级 别 
(2) 单 桩 长 度 、 根 数 (1) 桩 制作 、 运 输 
СЗ) 桩 截面 ы = (2) 打桩 、 试 验 

按 设计 图 示 
a (4) 板 桩 面积 ана ЖИ 
010201001 о. (5) 管 桩 填充 材料 | m/ 根 умы (3) 送 桩 
Щи 种 类 со 管 桩 填充 材料 、 剧 

(6) 桩 倾斜 度 5 防护 材料 
(7) 混凝土 强度 等 级 (5) 清理 、 运 输 
(8) 防护 材料 种 类 




















园 村 工程 计 星 与 计价 





























( 续 ) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
按 设计 图 示 
(1) 桩 截面 Е 
规定 以 接头 数 | (1) 桩 制作 、 运 输 
10201002 (2) 接头 长 个 / 
про БЕ күз 入/ mm | 量 ( 板 桩 按 接头 | (2) 接 桩 、 材 料 运输 
长 度 ) 计 算 
(1) 成 孔 、 固 壁 
(1) 土壤 级 别 按 设计 图 示 | 20 混凝土 制作 、 运 
тшш | (2) 单 桩 长 度 、 根 数 ес | №. Не Зе, Зе 
010201003 =з (3) 桩 截面 my/ 根 АКА (3) ЖЕН 
А (4) 成 孔 方法 计算 ч 筑 、 拆 除 
(5) 混凝土 强度 等 级 | (4) 泥浆 制作 、 运 输 
(5) 清理 、 运 输 


5. 打桩 工程 清单 计量 计价 案例 

【 例 8 - 4】 某 园林 建筑 工程 110 根 C60 预 应 为 钢筋 混凝土 管 桩 ， 规 格 为 $600X110， 每 
根 桩 总 长 25m， 每 根 桩 项 连接 构造 (假设 ) 钢 托 板 3. 5kg， 圆 钢 骨 架 38kg， 桩 项 灌注 СЗО 混 凝 
土 1.5m 高 ; 设计 桩 项 标高 一 3. 5m， 现 场 自 然 地 坪 标高 为 一 0. 45m， 现 场 条 件 允 许可 以 不 发 
生 场 内 运 桩 。 定 额 子 日 单价 采用 表 8. М 中 的 数据 ， 管 理 费 费 率 取 1070, 利润 10%， 均 以 人 
工 费 、 机 械 费 之 和 为 取 费 基数 ， 按 照 清单 规范 和 定额 完成 该 管 桩 工程 量 清单 及 计价 。 
























































表 8.11 定额 子 目 单价 
编号 项 目 名 称 单位 | 人 工 费 (元 ) | 材料 费 ( 元 ) | 机 械 费 (元 ) 
园林 4- 109 | ” 压 预 应 力 钢筋 混凝土 管 桩 上 600mm 内 m 2. 81 146. 56 18.97 
园林 4-111 | ВЕ 桩 径 600mm 内 m 4. 00 0.21 22.21 
建筑 2-89 | НЕ ш? 36. 40 186. 35 21. 18 
建筑 4- 398 | ” 桩 基础 圆 钢 钢 筋 笼 t 371. 80 2401. 00 123.18 
建筑 4-410 | ” 预 埋 铁 件 t 509. 60 4362. 60 348. 39 
解 : 
(1) 清单 工程 量 计算 。 
依据 清单 规范 : 预制 管 桩 长 为 : 110X25 二 2750(m)。 
根据 工程 量 清 单 规范 ， 预 制 管 桩 工程 量 清单 见 表 8. 12。 
表 8.12 分 部 分 项 工程 量 清 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 及 特征 单位 工程 量 
预制 钢筋 混凝土 桩 : 
C60 预 应 力 钢筋 混凝土 管 柱 ， 规 格 为 上 600mmX110， 
010201001001 | 每 根 桩 总 长 25m, 共 1108. 每 根 桩 顶 连 接 构造 钢 托 та 2750 








板 3. 5kg， 圆 钢 骨 架 38kg， 桩 项 灌注 СЗО 混凝土 1. 5m 
高 ， 桩 项 标高 一 3. 5m， 现 场 自然 地 坪 标 高 为 一 0. 45m 











(2) 清单 综合 单价 计算 。 
Ф 定额 计价 工程 量 计算 。 
压 预 应 力 钢筋 混凝土 管 桩 为 : 110X25 一 2750Cm) 。 


送 桩 为 ， 110X (3. 5 一 0. 45 十 0. 5) =390. 5Cm) 。 
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桩 项 灌注 混凝土 为 : 3. 14X(0. 6 一 0.2):X1/41.5X110 一 20.73(ms ) 。 
桩 顶 构 造 钢筋 为 : 0.038X110 一 4. 1800). 
刚 托 板 为 :0. 0035 <110=0. 385(t) 。 
@ 综合 单价 分 析 计 算 。 
根据 题 意 、 施 工 工程 量 及 表 8. 11 定额 单价 ， 预 制 钢 筋 混凝土 管 桩 清单 计价 和 综合 
价 分 析 见 表 8. 13 和 表 8. 14. 
表 8. 13 ”分 部 分 项 工程 量 清单 计价 
序号 | ”项 目 编码 项 目 名 称 及 特征 单位 | 数量 | 综合 单价 (元 ) | 合 价 (元 ) 
预制 钢筋 混凝土 桩 ; 
C60 预 应 力 钢筋 混凝土 管 柱 ， 规 格 
为 $600mmX110， 每 根 桩 总 长 25. 
1 | 010201001001 | 共 110 根 ,每 根 桩 顶 连 接 构 造 钢 托 板 "| m |2750 173. 54 477235 
3. 5kg， 园 钢 骨 架 38kg， 桩 顶 灌注 C30 
混凝土 1. 5m 高 ， 桩 顶 标高 一 3. 5m， 
现场 自然 地 坪 标 高 为 一 0.45m 








表 8. 14 综合 单价 分 析 表 























项 目 a 综合 单价 (元 ) | 
编码 项 目 名 称 单位 | 数量 - 合计 
Атыл жив | 小 计 
预制 钢筋 混凝土 桩 : 
C60 预 应 力 钢筋 混凝土 管 
桩 , 规格 为 8600mm X 110, 
010201 每 根 桩 总 长 25m， 共 110 根 ， 
001001 每 根 柱 顶 连接 构造 钢 托 板 | m | 2750 | 4.29 |152. 25|22. 52| 2.68 | 2.68 |184.42| 507155 
3.5kg， 园 钢 骨 架 38kg， 桩 
顶 灌注 СЗО 混凝土 1. 5m 高 ， 
桩 项 标高 一 3. 5m， 现 场 自然 
地 坪 标 高 为 一 0. 45m 
压 预 应 力 钢 筋 混 凝 土管 柱 | m | 2750 | 2.81 |146.56|18. 97| 2.18 | 2.18 |172.70| 474925 
и, 压 送 管 桩 ВЕ 600 内 т |390.5| 4.00 | 0.21 |22. 21| 2.62 | 2.62 | 31.66 12363. 23 
桩 混凝土 灌 芯 ma |20. 73| 36.4 |186. 35] 21. 18| 5.76 | 5.76 29 5295.27 
Е. 桩 基础 圆 钢 钢筋 笼 t |4.18|371.8| 2401 123.18 49.5 | 49.5 |2994.97|12518.97 
бы 预 埋 铁 件 с |0.385 509. 61 348. 39 85. 79| 85. 79 | 5392. 18] 2075. 99 
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[8.2 шитенввий 


8.2.1 园林 砌 筑 工程 











园林 砌 筑 工 程 一 般 用 于 





























园林 对 


E 筑 或 园林 仿古 建筑 ， 同 时 也 用 于 部 分 园林 景观 工程 。 在 
《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 》 (2010 版 ) 中 属于 第 五 章 砌 筑 工 程 。 园 林 砌 筑 工程 
由 混凝土 基础 、 砖 墙 ; 砖 柱 、 空 斗 墙 、 空 花 墙 、 填 充 墙 ; 其 他 砌 体 ; 毛 石 基 础 、 毛 石 砌 
Ж; мае; 墙 基 防 潮 层 ， 砌 体内 钢筋 加 固 等 内 容 组 成 。 


8.2.2 人 砌 筑 工程 定额 计量 与 计价 


1. 砌 筑 工 程 定额 工程 量 计算 说 明 

(1) ЖОШИЯ, МИ. 

(2) 基础 与 上 部 结构 的 划分 : 以 设计 室内 地 坪 为 界 ， 地 坪 有 坡度 时 以 地 坪 最 低 标高 处 
为 界 ， 基 础 与 墙 身 采用 不 同 材料 时 ， 不 同 材料 分 界线 位 于 室内 地 坪 土 30cm 内 时 以 不 同 材 
料 分 界线 为 界 ， 超 过 士 30cm 时 仍 


(4) 马 头 墙 砌 筑 工 程 量 并 入 墙 身 工程 量 计算 。 
(5) 本 定额 涉及 的 节能 墙 体 砌 筑 材料 为 混凝土 实心 砖 、 蒸 压 砂 加 气 混凝土 砌 块 。 


(6) 各 类 砌 体 按 直行 砌 筑 编制 


跨 级 砂浆 用 量 乘 以 系数 1. 03。 
2. 砌 筑 工 程 定额 工程 量 计算 规则 
砌 筑 工 程 项 目 工程 量 计算 规则 见 表 8. 15. 

28.15 тела Ял 








按 设计 室内 地 坪 为 界 。 
(3) 砌 筑 砂 桨 如 设计 与 定额 不 同时 ， 应 作 换 算 。 





， 如 为 圆 弧 形 砌 筑 者 ， 按 相应 定额 人 工 用 量 乘 以 1. 10， 








序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 工程 量 计算 规则 
按 断 面 面 积 乘 以 长 度 计算 
КЕ: 外 墙 按 中 心 线 、 内 墙 砖 基础 按 内 墙 净 长 线 计算 。 
条 形态 附 墙 霖 折 加 长 度 合并 计算 1—9? 
基 础 、 毛 п! км Е 
石 基础 截面 积 : 等 高 式 大 放 脚 S=n(n 十 Dab; 
间隔 式 大 放 脚 = У) (ахь (号 xb)， 
а=0. 126m，0 一 0. 0625т, п 为 大 放 脚 层 数 
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( 续 ) 





项 目 名 称 | 计量 单位 工程 量 计算 规则 


Е: 
чр 





Уа = О ХИ — ГВ СТАВА) Ва — {ПЖ АВ БЕГЕН 
体积 

墙 长 : 外 墙 按 中 心 线 、 内 墙 按 内 墙 净 长 线 计算 ; 附 墙 吉 按 折 加 长 度 计 
Я; 框架 墙 按 净 长 度 计算 
пе т! 墙 厚 . 标准 砖 尺寸 应 为 240mmX115mmX53mm; 标准 砖 墙 厚度 应 按 
表 8.16 计算 

墙 高 :外 墙 算 至 其 中 心 线 的 屋面 板 项 面 ， 有 女儿 墙 的 算 至 女儿 墙 压顶 
ж; 内 墙 无 天 棚 者 算 至 屋面 板 ( 楼 板 ) 顶 面 ; 框架 墙 按 净 高 计算 ; 山墙 算 
至 山 尖 的 1/2 高 度 


со 














表 8.16 标准 墙 计算 厚度 表 





砖 数 (厚度 ) 1/4 1/2 3/4 1 1 + 2 2 + 3 





计算 厚度 (mm) 53 115 180 240 365 190 615 740 





3. 砌 筑 工 程 定额 计量 计价 案例 

【 例 8-5】 如 图 8.6 所 示 ， 带 型 标准 砖 基础 长 为 
100т, ВИЕ 1. 5 砖 ， 高 1.0m， 三 层 等 高 大 放 脚 。 试 计 
算 砖 基础 直接 费 。 

解 : 

图 中 墙 厚 设计 标 注 尺寸 为 370mm， 放 脚 高 度 设 计 
标注 尺寸 120mm， 放 脚 宽度 设计 标注 尺寸 为 60omm, 均 
为 非 标准 标注 。 在 计算 工程 量 时 应 将 其 改 为 标准 标注 尺 
эр, Вр: 墙 厚 为 365mm， 放 脚 高 为 126mm， 放 脚 宽 8.6 带 型 标准 砖 基础 
为 62. 5mm。 

三 层 等 高 大 放 脚 折算 断面 积 为 : S==nX (n 二 1) Хахо-3х4 ХО. 0625 ХО. 126 = 
0.0945(m? )。 

砖 基础 工程 量 = 砖 基础 长 度 X 砖 基础 断面 面积 
三 砖 基础 长 度 X( 砖 基础 墙 厚度 X 砖 基础 高 度 十 大 放 脚 折算 断面 面积 ) 
一 100X(0.365X1. 00 +0. 0945) 
=45. 950?) 

即 砖 基础 体积 为 45. 95mm 。 
套 定额 3 - 13， 基 价 为 172. 036 元 /ms 45. 95X 172. 036=7905. 05( 元 ) ， 见 表 8. 17。 














表 8.17 分 项 工程 直接 费 计价 表 











定额 编号 项 目 名 称 单位 工程 量 单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
3-13 砖 基础 п 45.95 172. 036 7905. 05 
小 计 元 7905. 05 
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8.2.3” 砌 筑 工程 清单 计量 与 计价 
















































































1. 砖 砌 体 
工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 按 表 8. 18 的 规定 执行 。 
28.18 ” 砖 砌 体 (编号 010401) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 砖 品种 、 规 格 、 按 设计 图 示 尺 寸 以 (1) 砂浆 制作 、 
强度 等 级 体积 计算 。 运输 
010401001| 砖 基础 (2) 基础 类 型 п? 基础 长 度 : 外 墙 按 | (2) 砌 夸 
(3) 砂浆 强度 等 级 外 墙 中 心 线 ， 内 墙 按 (3) 防潮 层 铺 设 
(4) 防潮 层 材 料 种 类 内 墙 净 长 线 计算 (4) 材料 运输 
010401003| 实心 砖 墙 | ру пж, ж 按 设计 图 示 尺 寸 | р 砂浆 制作 、 运 输 
010401004 多孔 砖 墙 | 格 、 强 度 等 级 以 体积 计算 (2) пик 
(2) 墙 体 类 型 п? 按 设计 图 示 尺 寸 | (Я 
010404008| 填充 寺 | СО 砂浆 强度 等 以 填充 墙 外 形体 积 | (ЕЯ 
я. как ни (5) 材料 运输 
Е Со, ВИН ИИ 
010404014 АРДА 强度 等 级 п? " Зан ад 
地 坪 | (2) 垫 层 材料 种 类 、 以 面积 计算 
厚度 - | 
砖 地 沟 (3) 散 水 、 地 坪 厚 度 以 米 计量 ， 按 设 
010404015| т ср 面 层 种 类 、 厚度 | то | 计 图 示 以 中 心 线 长 
ИДЫ т 度 计算 
(5) 砂浆 强度 等 级 Ира 
2. 砌 块 砌 体 
工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 按 表 8. 19 的 规定 执行 。 
表 8.19 砌 块 砌 体 (编号 : 010402) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 砌 块 品种 、 规 
格 、 强 度 等 级 按 设计 图 示 尺 十 
О (0) 墙 体 类 型 以 体积 计算 
ола С) 砂浆 制作 、 运 给 
3) 砂浆 强度 等 级 (2) ае. ши 
по 按 设计 图 示 尺 寸 | “2 00 
ме ыш 以 体积 计算 ; и 
сащ ИЖ; 09 
010402002 | 砌 块 柱 козел 扣除 混凝土 及 钢 | “材料 运输 
Ба МНЕ, № 
(3) 砂浆 强度 等 级 ee ет 
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тва ананивяня 









































3. В ЖЖ 
工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 按 表 8. 20 的 规定 执行 。 
表 8.20 五 砌 体 (编号 010403) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特 征 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工程 内 容 
а) 石料 种 类 、 规 格 Е: 
及 计 图 示 尺 二 
010403001| 石 基础 | (2) 基础 类 型 mi та даи 
(3) 砂浆 强度 等 级 Ва 
а) 石料 种 类 、 规格 按 设计 图 示 尺 十 
(2) 石 表面 加 工 要 求 以 体积 计算 ,扣除 
010403002| 石勒 脚 (3) ДЕК лия 4 % ж 
(4) 砂浆 强度 等 级 、 的 孔洞 所 占 的 体积 (1) 砂浆 制作 、 
配合 比 ”| 运输 
С) 石料 种 类 、 规 格 (2) 吊装 
(2) 石 表面 加 工 要 求 | я 
010403003] 11 (3) 勾 缝 要求 по стена КА (4) 防潮 层 铺设 
(4) 砂浆 强度 等 级 、 ш (5) 材料 运输 
配合 比 
(1) 石料 种 类 、 规 格 
010403004 | 石 挡 土 墙 -表面 加 工 要 求 
м | (2) ттк | 按说 计 图 示 尺 二 
(з) 勾 颖 要 求 п? 改 体积 计算 
010403005 | 石柱 (4) 砂浆 强度 等 级 、 2 
配合 比 
(1) 石料 种 类 、 规 格 
(2) 石 表 面 加 工 要 求 г 
图 示 以 长 
010403006 石 栏杆 | (3) 勾 缝 要 求 та в ВИЖ 
(4) 砂浆 强度 等 级 、 
配合 比 
(1) 垫 层 材料 种 类 、 
010403007| 石 护坡 厚度 _ 
(2) 石料 种 类 、 规 格 пг 按 设计 图 示 尺 寸 
010403008| 石 台阶 | Ф тас и 
И со 石 表面 加 工 要 求 
(5) 勾 缝 要 求 
bs (6) 砂浆 强度 等 级 、 И 按 设 计 图 示 以 水 
010403009] 石 坡 道 配合 比 пї 平 投影 面积 计算 

















4. 砌 筑 工 程 清单 计量 计价 案例 


【 例 8 


-6] 如 





图 8.7 所 示 ， 某 园林 工程 M7. 5 水 泥 砂 浆 砌 筑 MU15 水 泥 实 心 砖 墙 基 





( 砖 规格 为 40mmX115mmX53mm， 墙 厚 240mm) 。 编 制 该 砖 基础 砌 筑 项 目 清 单 ( 砖 砌 体 


内 无 混 凝 





上 构件 )， 并 求 1 一 1 墙 基 的 综合 单价 。( 假 设 水 泥 实 心 砖 价格 280 元 / 千 块 ， 其 余 材 


271 


ашанын 


料 、 机 械 按 定 人 额 单价 取 定 ; 管理 费 20%， 利润 10%， 以 人 工 费 和 机 械 费 之 和 为 计算 基数 )。 





































2) 20 厚 1:2 20 厚 1:2 
水 泥 砂浆 水 泥 砂 浆 
1 я 7 я 
8 <] -1500 / 对 =1.500 
+ + шш, 














| ооо | 6000 | 
8.7 НН 


Ж: 

该 工程 砖 基础 有 两 种 截面 规格 ， 应 分 别 列 项 。 

(1) 工程 量 清单 。 

依据 清单 规范 砖 基础 高 度 : H=1. 5m 

@ 断面 1 一 1。 

了 一 (12 十 7)X2 十 0.375X2 一 38.75(m)(0. 375 ЭНН), 

大 放 脚 截面 : S=3X (3 十 1) X0. 120Х 0: 060=0. 0864? 

ЕЕ ТЖ ЖШ: У = 38. 75X (1. 50.24--0. 0864) 一 Vi 如 一 17. 30(ma ) 。 

@ 断面 2 一 2。 

L=7—0. 24=6. 76( п). 

大 放 脚 截面 S==2X (2 十 1)X0. 120X0.060 二 0, 0432(m?)。 

砖 基础 工程 量 ， V 二 6276X (1. 5X0. 24+Е0.`0432)—У 二 2. 73), 

根据 清单 规范 ， 砖 基础 的 分 部 分 项 工程 量 清单 见 表 8. 21。 

жал 分 部 分 项 工程 量 清单 

号 项 目 编码 项 目 名 称 单位 теш 

砖 基础 

1 一 1 墙 基 ，M7.5 水 泥 砂 浆 砌 筑 (240mm Х 115mm x 
53mm) MU15 水 泥 实 心 砖 一 砖 条 形 基础 ， 三 层 等 高 式 大 放 
脚 。 标 高 一 0. 06 处 1 : 2 防水 砂浆 20mm 厚 防潮 层 

砖 基础 

2 一 2 墙 基 ，M7.5 水 泥 砂浆 砌 筑 (240mm X 115mm Х 
53mm) MU15 水 泥 实 心 砖 一 砖 条 形 基 础 ， 二 层 等 高 式 大 放 
脚 。 标 高 一 0. 06 处 1 : 2 防水 砂浆 20mm 厚 防潮 层 















































Ж 








1 010401001001 тїї 17. 30 





2 010401001002 тї 2. 73 














(2) 1—1 墙 基 的 综合 单价 计算 。 

Ф 防水 砂浆 施工 工程 量 为 : S 二 38. 75X0. 24=9. 3(m?)?。 

@ 砖 基础 综合 单价 。 

砖 基础 套用 定额 3- 13: 人 工 费 28.6 元 / ma ， 机 械 费 1. 698 元 / mm 。 

换算 后 材料 费 为 ，141. 738 十 (128. 31—131. 02) X0. 23 十 (280 一 211) ХО. 528 一 177. 59( 元 /nm )。 
防潮 层 套用 定额 7 - 96: МЕНЯ =5. 96 元 /m ， 机 械 费 0. 18 元 /m? 。 
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根据 题 意 、 清 和 





分 析 见 表 8. 22 Век 8. 23. 


表 8. 22 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 


第 8 前 ”通用 项 目 计 量 与 计价 


工程 量 、 施 工 工 程 量 及 定额 单价 ， 砖 基础 1 一 1 清单 计价 和 综合 单价 

















































































序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 单位 | 数量 | 综合 单价 (元 ) | 合 价 (元 ) 
砖 基础 
1—1 墙 基 ，M7. 5 水 泥 砂 浆 砌 筑 
(240X115X53 ) MU15 水 泥 实心 砖 一 аа р Я 
1 1010401001001 пера, ор. |" 17. 30 220. 31 3811. 38 
高 一 0.06 处 1 : 2 防水 砂浆 20 厚 防 
潮 层 
表 8.23 综合 单价 分 析 表 
项 目 编码 项 目 名 称 单位 | 数量 «ашыш 合计 
ти 尔 р т 
人 工 费 材 料 费 机 械 费 管理 费 | 利润 | 小 计 | “ 
砖 基础 
1—1 墙 基 ，M7.5 水 泥 砂 
бй ЖШ (240 Х 115 Х 53 ) 
001001 MU15 水 泥 - 砖 条 形 | ms |17.30| 28.6 |180. 79| 1.79 | 6.08 | 3.04 |220.3113811. 38 
基础 ， 三 层 等 高 式 大 放 脚 。 
标高 一 0.06 处 1 : 2 Ж 
Ж 20 厚 防 潮 层 
3-13 砖 基 础 ma |17.30| 28.6 77. 59 1.70 | 6.06 | 3.03 |216. 98 3753. 72 
7-96 防潮 层 ш? | 9. 30 5.96 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | 6.20 57. 66 
| 8.3 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 计量 与 计价 
8.3.1 园林 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 
园林 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 一 般 用 于 园林 建筑 或 园林 仿古 建筑 ， 也 用 于 部 分 园林 景 




















观 工程 ， 如 园林 亭 廊 、 园 林 景 墙 等 。 园 林 建 筑 柱 、 梁 、 板 、 基 础 ， 园 林 亭 廊 柱 、 梁 、 板 、 
基础 ， 园 林 景 墙 墙 体 及 基础 属于 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 。 混 凝 土 与 钢筋 混凝土 工程 定额 


分 现 浇 混 凝 





输 与 安装 等 分 项 工程 。 


8.3.2 


混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 定额 计量 与 计价 


1. 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 定额 工程 量 计 算 说 明 
(1) 混凝土 及 钢筋 工程 定额 包括 现 浇 现 拌 混凝土 、 现 浇 商 品 混凝土 ( 泵 送 )、 预 制 混 凝 








上 模板 、 现 浇 混 凝 土 浇 捣 、 预 制 及 预 应 力 构件 、 钢 筋 制作 与 安装 、 预 制 构件 运 
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钢筋 混凝土 预制 构件 场 外 运输 、 钢 筋 混凝土 预制 构件 安装 和 钢筋 制作 安装 。 
(2) 直 形 楼 梯 、 螺 旋 形 楼 梯 、 阳 台 、 雨 篷 项 目 以 “m*” 计 量 , 设计 尺寸 超过 楼 梯 底 板 





厚度 或 阳台 、 雨 篷 折 实 厚度 定额 取 定 值 时 ， 定 额 按 比 例 调整 。 





(3) 混凝土 的 设计 强度 等 级 与 定额 不 同时 ， 应 作 换算 。 

(4) 基础 与 热 层 的 划分 一 般 以 设计 为 准 ， 如 设计 不 明确 则 按 厚 度 划分 ，15cm 以 内 为 
，15cm 以 上 的 为 基础 。 

(5) 地 圈 梁 套用 基础 粱 定额 ， 圈 梁 与 过 梁 套 用 同一 定额 ， 异 形 粱 、 梯 形 及 带 搁 板 企 















































口 梁 套用 和 矩形 梁 定额 。 仿 古 式 轩 梁 、 和 荷包 梁 等 非 规 则 形 梁 ， 按 平均 高 度 套 用 相应 定额 





项 目 


нЕ, 














(6) 压 型 钢板 上 浇 拆 混凝土 板 ， 套 用 板 相 应 定额 。 

(7) 现 浇 或 预制 屋 架 ， 按 屋 架 构件 的 组 成 套用 相应 的 梁 、 柱 定额 。 

(8) 墙 板 不 分 直 形 、 弧 形 ， 增 多 按 设 计 厚 度 套用 墙 板 定额 。 

(9) 商品 混凝土 如 非 泵 送 ， 套 用 泵 送 定额 ， 其 人 工 及 振 换 器 乘 以 相应 系数 。 

(10) 混凝土 斜 板 浇 的 在 10" 以 内 时 按 定额 执行 ; 坡度 在 10 一 30 范围 内 时 相应 定额 人 
量 乘 以 系数 1. 1; 坡度 在 30" 一 60" 范 围 内 时 ， 相 应 定额 人 工 含量 乘 以 系数 1.2; 坡度 

















在 60" 以 上 时 ， 按 相应 定额 现 浇 钢 筋 混凝土 墙 的 定额 执行 。 


(11) 构件 运输 基本 运 距 为 5km,， 工程 实际 运 距 不 同 ， 按 每 增 减 lkm 定额 调整 ， 本 定 





额 不 适用 于 运 距 超过 35km 的 构件 运输 。 

(12) 构件 安装 高 度 以 20m 以 内 为 准 ， 如 安装 高 度 超过 20m 时 ， 相 应 人 工 、 机 械 乘 以 
系数 1. 2。 

(13) 小 型 构件 安装 包括 插 角 、 汰 蔡 、 宝 项、 莲花 头子 、 花 饰 块 、 鼓 路 、 楼 梯 踏 步 板 、 
隔断 板 等 。 


需要 


(14) 零星 构件 指 未 列 入 构件 安装 子 目 、 单 体 体积 小 于 0. 05m 以 内 的 其 他 构件 。 

5) 构件 安装 不 包括 安装 工程 所 搭设 的 临时 脚手架 。 

(16) 钢筋 以 手工 绑扎 及 点 焊 编制 ， 焊 接 方法 为 电阻 点 焊 。 如 设计 采用 其 他 焊接 方法 
进行 换算 。 

2. 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 定额 工程 量 计算 规则 

混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 项 目 工程 量 计算 规则 见 表 8. 24。 

表 8.24 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 项 目 工程 量 计 算 规则 








序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 工程 量 计算 规则 





带 形 按 断 面 面 积 乘 以 长 度 计算 。 
长 度 : 外 墙 按 中 心 线 、 内 墙 砖 基础 按 内 墙 净 长 线 计算 。 











и Е ИН ИНЕНЕВОЕИНЯ 1.—@, А ЕЕ ЕНЕН. 

整 板 基础 带 梁 的， 梁 体积 合并 在 基础 内 计算 

按 柱 断 面 面 积 乘 以 高 度 计算 ， 柱 高 按 柱 基 上 表面 至 柱 顶 面 的 高 度 计 
2 в mi |. КЕ Е. ЯМЕ, РВЕ Ваве ДИЕ" Че 





相应 子 目 计算 
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(2) 
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 工程 量 计算 规则 
按 染 断 面 面 积 乘 以 长 度 计算 。 染 与 柱 相连 时 ， 梁 长 算 至 柱 侧面 ， 次 
Я я 2 | ЖН ЕЖЕН. ЧСИ Зее: зеза, ПАЛИ 
头 及 现 浇 梁 垫 并 入 梁 内 计算 ; 过 梁 长 度 按 门 窗 洞口 两 端 拱 加 50em 
计算 
， М к 有 梁 板 的 混凝土 工程 量 按 梁 板 体积 总 和 计算 ， 
修 泗 板 的 混凝土 工程 按 飞 橡 、 沿 橡 和 板 的 体积 之 和 计算 
Уша = ( 墙 长 墙 高 一 史 门 窗 洞口 面积 )X 墙 厚 
5 [Г _ 墙 高 以 基础 硕 面 算 至 上 一 层 楼 板 上 表面 计算 ; 附 墙 柱 、 暗 柱 并 入 墙 
内 计算 
| |, ВОЕННА АВА: НЕЕ ПНЕ ЛЕВЫЕ ЕН КЕБИНИН 
6 їй. 9. Ж m 计算 
| | 按 水 平 投影 面积 计算 : 包 锋 楼 梯 段 、 休 息 平台 、 平 台 梁 、 斜 梁 ; Ж 
7 | 整体 楼 梯 | п | 扣除 宽度 小 于 20cm НЫЕ 
к шеш е 按 伸 出 墙 外 的 水 平 投影 面积 计算 。 
ш. 挑 出 超过 1. Sm 的 或 柱 式 十 篷 不 套用 十 笑 定额 ， 按 有 梁 板 和 柱 计算 
吴 王 靠 、 
9 挂 落 、 m 按 延 长 米 计算 
样板 ( 杆 ) 
и. ку НЕТУ ЕН 
(制作 ) Увинт = 施工 图 净 用 量 X (1 十 总 损耗 率 1. 500) 
а 与 构件 制作 的 混凝土 工程 量 相同 ， 
Е 混凝土 花 窗 安装 按 设计 外 形 面积 乘 以 厚度 计算 ， 不 扣除 空 花 体积 
输 和 安装 
+ жй 区 别 现 浇 、 预 制 构件 及 不 同 钢 种 和 直径 ， 按 长 度 乘 以 单位 理论 质量 
: 计算 














各 类 钢筋 长 度 计算 按 公式 8. 1 一 公式 8. 3 确定 。 
(1) 通 长 钢筋 长 度 计 算 , 钢筋 如 图 8. 8 所 示 。 











8.8 钢筋 示意 图 
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1ь=1,—2Х 0. 025 п, х6. 254+ X354d 十 弯 起 增加 值 (8. 1) 
式 中 : ж—— ИУС; 
d 一 一 钢筋 直径 ; 
7 一 一 搭 接 个 数 。 





注 : @ 搭 接 数 : 单 根 钢筋 的 连续 每 增加 8m 增加 一 个 搭 接 。 垂 直 构 件 有 楼 层 时 ， 层 高 
三 3m， 每 两 层 增加 一 个 搭 接 ; 层 高 之 3m， 每 一 层 增加 一 个 搭 接 。 搭 接 长 度 施工 图 有 注 明 
的 ， 按 图 示 规 定 尺 十 计算 ， 施 工 图 未 注 明 时 ， 大 口径 桩 的 钢筋 乱 及 地 下 连续 墙 的 钢筋 网 片 
搭 接 10d4， 其 余 按 35d ТЖ. ФЗ: 弯 钩 为 180 时 ， 取 6.25d; 909 3.54; 135° 
4.94. () 混凝土 保护 层 厚 度 : 图 纸 有 说 明 的 按 设计 图 纸 规定 确定 ， 图 纸 无 说 明 的 按 25mm 
确定 。 
(2) ЖЕЛЕ. 
ТГонзика =2Х (В+ Н), Іа =2. 7ХВ+4Н (8. 2) 
短 筋 的 个 数 应 根据 梁 有 无 加 密 分 开 计 算 。 
(3) 双 层 钢筋 撑 脚 长 度 计算 。 
设计 有 规定 ， 按 设计 规定 计算 ， 设 计 无 规定 ， 按 下 列 公式 计算 : 
Ба ХЕ (8.3) 
式 中 : п А 只 /nm ( 按 墙 板 (不 包括 柱 梁 ) 的 净 面 积 计 算 ， 基础 底板 1 只 / m?; 
IL 一 一 墙 板 厚度 X2 十 0. 1， 基 础 板 厚 X2 二 1(m) 。 


3. 混凝土 工程 定额 计量 计价 案例 
【 例 8-7】 如 图 8.9 所 示 ，C25 现 浇 钢筋 混凝土 雨 篷 ， 采 用 组 合 钢 模 。 计 算 浇 的 混 凝 
土 直 接 工程 费 和 雨 篷 模板 措施 费 。 


4000 П 

















250 


90| 





图 8.9 9 
解 : 
翻 榴 高 度 为 250mm №, 
(1) 雨 篷 现 浇 混凝土 : S=1.5X3 =4. 5(m?)。 
定额 编号 6-31， 基 价 27.5 元 /mi 。 
设计 混凝土 标号 C25 需 进行 混凝土 强度 换算 : 
换算 后 基价 为 ， 27. 5 十 (207. 37—192. 94)X 0. 750 一 38. 32( 元 /m2 ) 。 
(2) 雨 笑 模板 : 5=1.5Х3 二 4. 5(m?)。 
定额 编号 4 - 193， 基 价 52. 20 元 /m?。 
(3) 雨 篷 分 项 工程 直接 费 计 价 表 见 表 8. 25. 
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Жв.25 雨 篷 分 项 工程 直接 费 计价 表 
























































序号 定额 编号 项 目 名称 单位 工程 量 单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
1 6-76 C25 现 浇 雨 篷 пе 4. 50 38. 32 172 
2 4- 193 雨 篷 模板 пе 4. 50 52. 20 235 
小 计 元 407 
8.3.3 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 清单 计量 与 计价 
1. 现 浇 混凝土 基础 
工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 按 表 8. 26 的 规定 执行 。 
38.26 ” 现 浇 混凝土 基础 (编码 :010501) 
项 目 编号 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
010501001 ва А 
(1) 模板 及 支撑 
010501002| 带 形 基础 (1) 混凝土 按 设计 图 示 尺寸 以 体积 制作 
10501055] Maa | ЖЛ .| 计算 。 不 扣除 构件 内 钢筋、 ае 
е 一 一 ”| соу ТИ МВА жета йс ең. н. 
010501004 | 满堂 基础 | нед ШЕЖЕ (ЖЖП т> Тала ООҢ 
- 度 等 级 的 桩 头 所 占 体积 振 捣 、 养 护 
010501005 | 桩 承 台 基础 











2. ЖЕЛЕ + 


工程 量 清 站 





项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 按 表 8. 27 的 规定 执行 。 


表 8.27 现 浇 混凝土 柱 (编码 : 010502) 

















项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
010502001| ЕЖЕ (1) 混凝土 类 别 
(2) 混凝土 强度 Е (1) 模板 
010502002| ”构造 柱 | 等 级 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 | 制作 、 安 装 、 
计算 。 不 扣除 构件 内 钢筋 ，| 拆除 
п 预 埋 铁 件 所 占 体积 。 型 钢 (2) 混凝土 
(1) 柱 形状 混凝土 柱 扣 除 构件 内 型 钢 | 制作 、 运 输 、 
010402002| У (2) 混凝土 类 别 所 占 体 积 浇筑 、 振 捣 、 
СЗ) 混凝土 强度 等 纲 养护 




















З. 现 浇 混凝土 梁 、 墙 、 板 


ПЕНЫ А 





项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 按 表 8. 28 — 8.30 的 规定 执行 。 
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表 8.28 现 浇 混凝土 


梁 (编码 : 010503) 










































































项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 “| 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
503 ОЕ 设计 图 示 尺 寸 以 体积 
010503001| ”基础 梁 天 尺寸 以 体 条 (1) 模板 及 支架 
010503002| ЖЖ (1) 混凝土 РА ( 撑 ) 制 作 、 安 装 、 
010503003 2 类 别 В к j 柱 连接 вк | 拆除 
503003 ИВ | шнш т К кыш (2) 混凝土 抽 
10503 梁 等 б Е М. ЮЙ 
о Е. (2) 主 梁 与 次 梁 连 接 时 ， о Ари 
010503005| ”过 梁 次 梁 长 算 至 主 梁 侧 面 а 
38.29 现 浇 混凝土 墙 (编码 : 010504) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 “| 计量 单位 工程 量 计 算 规 则 工程 内 容 
| реа 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 | со 模板 及 支架 
ма 计算 。 ( 撑 ) 制 作 、 安 装 、 
(1) 混凝土 不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 | 拆除 、 堆 放 、 运 
Ри ，， | 类别 ‚ | 埋 铁 件 所 占 体积 ， 扣 除 门 | 输 及 清理 模 内 杂 
010504002| Йй ыы мини ли. | в. пране 
度 等 级 та 的 孔洞 所 占 体积 , МОЖ | (2) 混凝土 制 
ПИШ! ЖЫШ 及 突出 墙 面部 分 并 入 墙 体 | 作 、 运 输 、 浇 筑 、 
体积 计算 内 振 捣 、 养 护 
表 8.30 现 浇 混凝土 板 (编码 : 010505) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 | 计量 单位 工程 量 计 算 规 则 工程 内 容 
按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计 
010505001] ”有 梁 板 算 ， 不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 
埋 铁 件 及 单个 面积 过 0. 3 пе 
ПН, ШЛ Я ЯТ ч 
体积 ; 
010505002| ЖЖ (1) 混凝土 压 形 钢板 混凝土 楼 板 扣 
类 别 除 构件 内 压 形 钢板 所 占 | (1) 模板 及 支架 
“(2) 混凝土 强 体积 ( 撑 ) 制 作 、 安 装 、 
度 等 级 。 有 梁 板 (包括 主 、 次 梁 与 | 拆除、 堆放 、 运 
010505003| ”平板 ы ш | 板 ) 按 染 、 板 体积 之 和 计 | 输 及 清理 模 内 杂 
в. 无 梁 板 按 板 和 柱 帽 体 | 物 、 刷 隔离 剂 等 
积 之 和 计算 , 各 类 板 伸 入 | (2) 混凝土 制 
墙 内 的 板 头 并 入 板 体积 内 ，| 作 、 运 输 、 浇 筑 、 
010505006 栏 板 薄 壳 板 的 肋 、 基 梁 并 入 薄 | 振 的 、 养 护 
壳 体积 内 计算 
(1) 混凝土 
010505007 2898352 | 类 别 ; 按 设计 图 示 尺寸 以 体积 
Я (2) 混凝土 强 计算 
度 等 级 
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ива шшш 
( 续 ) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 “| 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
НИЕ, 按 设计 图 示 尺寸 以 墙 外 | С) 模板 及 支架 
010505008 ЖК. 部 分 体积 计算 ,包括 伸 出 | ( 撑 ) 制 作 、 安 装 、 
阳台 板 (1) 混凝土 ВЕРНУ ЕИ ЖП ЖБ ЗЕ | 拆除 、 堆 放 、 运 
类 别 ; пе | 的 体积 输 及 清理 模 内 杂 
(2) 混凝土 强 物 、 刷 隔离 剂 等 
| 度 等 级 (2) 混凝土 制 
010505009| ”其 他 板 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 | 作 、 运 输 、 浇 筑 、 
计算 振 的、 养护 
4. 现 浇 混 凝 土楼 梯 
工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 按 表 8. 31 的 规定 执行 。 
表 8.31 现 浇 混凝土 楼 梯 ( 编 码 : 010506) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 “| 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
та да (1) 模板 及 支架 
а) г 计量, 按 设计 Dp 
010506001| НН 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 | ЗОВЕ, 4838. 
(1) 混凝土 计算 ,不 扣除 宽度 去 拆除 、 堆 放 、 运 
类 别 Оте соний ВВВ, лм | 输 及 清理 模 内 杂 
(2) 混凝土 强 | (2)m | 内 部 分 术 计 算 “” 105 ММУ 
度 等 级 м el | (2 混凝土 制 
010506002| 弧 形 楼 梯 00 пе РШ, 按 设计 ||. и. мя, 








5. 钢筋 工程 和 螺栓 、 铁 件 


工程 量 清 站 











图 示 尺 寸 以 体积 计算 





项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 按 表 8. 32 的 规定 执行 。 


表 8.32 钢筋 工程 (编码 : 010515) 


振 捣 、 养 护 





























项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 ”| 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工程 内 容 
、 (1) 钢筋 制作 、 运 输 
010515001 «ы (2) 钢筋 安装 
+ (3) 焊接 
я 按 设计 图 示 钢 筋 | (С) 钢筋 网 制作 、 运 输 
010515002| 钢筋 网 片 шу. мах. t (网 ) 长 度 ( 面 积 ) 乘 (2) 钢筋 网 安装 
单位 理论 质量 计算 (3) 焊接 
(1) 钢筋 笼 制作 、 运 输 
010515003| Ж (2) 钢筋 乱 安 装 
(3) 焊接 























ватеннвзенл 

6. 混凝土 工程 清单 计量 计价 案例 

【 例 8 - 8】 某 园林 建筑 基础 如 图 8. 10 Вт. 计算 混凝土 墙 基 和 柱 基 清 单 工程 量 ， 并 
编制 工程 量 清单 和 带 形 基 础 1 一 1 断面 的 清单 综合 单价 。( 假 设 : 工程 要 求 采用 泵 送 商品 混 
БЕТ; 工料 机 消耗 量 按 省 10 预算 定额 确定 。 单 价 按 市 场 信息 确定 ， 人工 28 元 / 工 日 , C20 
商品 混凝土 按 265 元 /ms ,C10 商品 混凝土 按 185 元 /ma 计算 .其余 材料 价格 假设 与 定额 
价格 相同 ， 机 械 费 比 定额 取 定价 格 增加 5%; 管理 费 2070, 利润 14%， 以 人 工 费 和 机 械 费 
之 和 为 计算 基数 ;不 考虑 工程 风险 费 。) 
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图 8.10 


解 : 

根据 工程 基础 类 型 和 断面 规格 ， 应 分 别 按 1 一 1、2 一 2 和 一 1 应 分 别 列 项 。 

(1) 清单 工程 量 计算 。 

Ф 断面 1 一 1。 

1 (1049) X2 一 1. 0X6 十 0. 38= 32. 38(m)。(0. 38 ЭНЕН) 

基础 体积 V=32. 38X[1. 2X0. 2 十 (1.2 十 0.3)X0. 05 二 2 十 0. 3X0. 35 ]=12. 39(тп%)„ 

根据 基础 高 度 ， 墙 基 上 部 250mm 高 度 的 梁 与 | 一 1 搭 接 ， 其 搭 接 长 度 为 : 0. 8 二 0.35 х 
0.25=0.571(ms)。 共 有 6 个 搭 接 部 位 ， 即 搭 接 体积 为 : 0.571X0.3X0.25 二 2X6 一 
0. 1318). 

1 一 1 断面 墙 基 工程 量 为 : 12.52 пъ, 

@ 断面 2 一 2。 

1,=9—0. 6X2 十 0. 38 一 8. 18(m)。 

墙 基础 体积 V==8. 18X[1. 4X0.2 十 (1. 4 十 0.3)X0.05 一 2 十 0.3X0.35] 王 3.50(ms ) 。 

与 1 一 1 断面 搭 接 长 度 为 : (1.2-0.3) 二 2 一 0.45(m)。 共 有 2 个 搭 接 部 位 ， 即 搭 接 体 
积 为 ，0. 45X[(1. 4 一 0. 3) Хо. 05-=3-Е0. 3 х0. 35] Х2=0. Па), 

2 一 2 断面 墙 基 工 程 量 为 : 3. 61m’。 

@ 一 1 柱 基 。 
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柱 基体 积 V 王 [2X2X0.35 十 (2X2 十 2X0. 44-0. 40. 4) ХО. 35 二 3]X3 一 5.94(ms) 。 
根据 清单 规范 ， 基 础 的 分 部 分 项 工程 量 清单 见 表 8. 33. 
表 8.33 分 部 分 项 工程 量 清 

序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 单位 工程 量 











带 形 基础 1 一 1 断面 
1 ”|o10501002001| C20 钢筋 混凝土 有 梁 式 , 底 宽 1.2m, 厚 200mm, № | mi 12.52 
高 0.05m ， 庚 高 350mm， 宽 300mm, 基底 长 32. 38m 





带 形 基础 2 一 2 断面 
2 010501002002 C20 钢筋 混凝土 有 梁 式 ， 底 宽 1.4т, ЛЯ 200mm， 锥 тї? 3.61 
高 0.05m ， 梁 高 350mm， 宽 300mm, 基底 长 8, 18m 





独立 柱 基 1—1 
3 010501003001| С20 钢筋 混凝土 3 Я, ҖЕ 2mX2m， 顶 面 0. 4m х п! 5.94 
0. 4m， 厚 200mm， 锥 高 0.35mr 





混凝土 垫 层 
C10 44), 





1 010501001001 пт! 7.29 


ЕЕ 100тт 











(2) 带 形 基础 1 一 1 断面 的 综合 单价 计算 。 

C20 钢筋 混凝土 带 形 基 础 套用 定额 4 一 199: 

人 工 费 为 : 0. 3 又 28 一 8. 40( 元 / ms) 。 

材料 费 为 ， 242. 66 十 (265 一 235. 9) X1. 015=272. 20( 元 / ms ) 。 

机 械 费 为 0.51% а+5%)=0. 54( 元 / т?) 

换算 后 材料 费 为 141. 738 十 (128. 31—131. 02) ХО. 23 十 (280 一 211) X0.528 一 177. 59 
(元 / ma ) 。 

根据 题 意 、 清 单 工程 量 及 上 述 单价 ， 基 础 1 一 1 清单 计价 和 综合 单价 分 析 见 表 8. 34 和 
8.35, 





表 8.34 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 





项 目 编码 项 目 名 称 单位 | 数量 а ай (ж) 


Ж 
чі 





带 形 基础 1 一 1 断面 
C20 钢筋 混凝土 有 梁 式 ， ЛЕ 1.2. $ 
1110501002001 厚 200mm， Ф 0.05 < 8 850 | "' |12. 


宽 300mm, 基底 长 32.38mm 


6 
с 
б 


284. 18 3557. 95 
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表 8.35 综合 单价 分 析 表 
项 目 综合 单价 (元 ) 











项 目 名 称 单位 | 数量 合计 
编码 | 人工 费 材 料 费 内 械 费 管理 旨 利润 | 小 计 

带 形 基础 1 一 1 断面 
010501 | C20 钢 盘 混 凝 土 有 染 式 ， 


底 宽 1.2m, 厚 200mm, Я | по |12.52| 12. 87 |307. 80 0.26 | 2.63 | 1.84 325.37 4073. 63 
高 0.05m ， 梁 高 350mm， 
宽 300mm, 基底 长 32. 38m 


002001 






































6-49 混凝土 梁 式 带 形 基础 п? |12.52|12.87|307.80| 0.26 | 2.63 | 1.84 325.37 4073. 63 





| 8.4 装饰 工程 计量 与 计价 


8.4.1 园林 装饰 工程 


景 墙 饰 面 、 景 区 大 面积 铺 装 是 常见 的 园林 装饰 工程 。 此 外 园林 建筑 室内 装饰 和 室外 装 
饰 内 容 通 常 也 必须 在 装饰 工程 中 计量 与 计价 。 装 饰 工 程 在 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规 
范 》(GB 50500 一 2013) 中 属于 附录 B， 在 《浙江 省 园林 绿化 及 仿古 建筑 工程 预算 定额 》 
(2010 版 ) 中 属于 第 七 章 装饰 装修 工程 。 装 饰 工程 包括 楼 地 面 、 墙 柱 面 、 天 棚 、 门 窗 、 油 
漆 涂 料 等 分 项 工程 。 景 墙 饰 面 一 般 套 取 墙 柱 面 工 程 和 油漆 涂料 。 铺 装 一 般 套 取 楼 地 面 工 
фе. 网 林 建 筑 装饰 则 包括 楼 地 面 工程 、 墙 柱 面 工程 、 天 棚 工程 、 门 窗 工 程 和 油漆 涂料 
工程 。 


8.4.2 装饰 工程 定额 计量 与 计价 


1. 装饰 工程 定额 工程 量 计算 说 明 


(1) 装饰 、 装 修 工程 定额 包括 楼 地 面 、 墙 柱 面 、 天 棚 、 门 窗 、 油 涂 五 项 内 容 。 

(2) 找平 层 、 整 体面 层 设计 厚度 与 定额 不 同 ， 按 每 增 减 5mm 调整 。 

(3) 整体 面 层 、 块 料 面 层 中 的 楼 地 面 项 目 ， 均 不 包括 找平 层 ， 也 不 包括 踢 脚 线 。 

(4) 踢 脚 线 高 度 超过 30cm 时 ， 套 用 墙 、 柱 面 工程 相应 定额 。 

(5) 定额 中 的 木 构 件 ， 除 注 明 外 均 以 刨 光 为 准 ， 刨 光 损耗 已 包括 在 定额 中 。 定 额 采用 
一 、 二 类 木 种 编制 ， 如 采用 三 、 四 类 木 种 时 ， 人 工 及 机 械 均 乘 以 系数 1. 35。 

(6) 铝 合金 门窗 、 塑 钢 门窗 、 钢 门 、 防 盗 窗 等 定额 均 以 成 品 安装 考虑 。 

(7) 木 地 板 按 空 铺 考虑 。 

2. 装饰 工程 定额 工程 量 计算 规则 

装饰 装修 工程 项 目 工程 量 计算 规则 见 表 8. 36. 
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表 8.36 装饰 装修 工程 项 目 工程 量 计算 规则 
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序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 工程 量 计算 规则 
р за 按 主 墙 间 的 净空 面积 计算 
2 | 墙 面 抹 灰 т? 按 墙 面 面 积 扣 除 门窗 洞口 及 0. Зи? 以 上 的 孔洞 计算 
3 | 柱 面 抹 灰 т? 按 设 计 图 示 尺 寸 以 柱 断 面 周 长 乘 以 高 度 计 算 
以 水 平 投影 面积 计算 ， 带 粱 天棚， 梁 侧 面 抹 灰 并 入 天 极 抹 灰 计算 。 板 
4 | ХИ т? 式 楼 梯 底 面 抹 灰 按 斜面 积 计算 。 亭 项 棚 抹 灰 以 展开 面积 计算 ， 其 人 工 和 
机 械 乘 以 系数 1. 1 
5 踢 脚 线 т? 以 “m” 计 算 ， 不 扣除 门洞 、 空 圈 的 长 度 ， 相 应 侧 壁 也 不 增加 
6 | 块 料 装饰 п? 按 实 铺 贴 面积 计算 。 楼 地 面 门洞 、 空 圈 的 开口 部 分 工程 量 并 入 相应 面 
Е 积 计 算 ; 附 墙 柱 、 梁 等 侧 壁 并 入 相应 的 墙 面 面 积 计算 
7 жив п? 按 水 平 投影 面积 计算 ; 楼梯 与 楼 面相 连 时 ， 算 至 楼 梯 口 梁 外 侧 边 沿 ， 
无 楼 梯 梁 者 , 算 至 最 二 级 踏步 边沿 加 300mm 
= ме 按 扶手 中 心 线 长 度 计算 ， 斜 扶手 、 栏 板 、 栏 杆 长 度 按 水 平 长 度 乘 以 系 
8 ЖЕ. ЕН га 数 1 .15 
.15 计算 
9 隔断 т? 按 框 外 围 面积 计算 
10 МОЩ ЖГИЯ оп 按 门窗 洞口 面积 计算 ; 成 品 木门 按 “ 扇 ”计算 
金属 门 SR 
11 窗 安装 п? 按 门窗 洞口 面积 计算 
12 | 油漆 工程 тї? 按 定额 表 中 工程 量 计算 规定 乘 以 相应 系数 计算 











混凝土 仿古 式 构件 油漆 工程 工程 量 计 算 系 数 见 表 8. 37。 





























表 8.37 混凝土 仿古 式 构件 油漆 项 目 ( 多 面 涂 刷 按 单 面 计算 工程 量 ) 
项 目 系数 系数 工程 量 计 算 规定 
柱 、 粱 、 架 、 析 、 杭 仿古 构件 1.00 展开 面积 
古 式 栏杆 2.90 长 X 宽 ( 满 外 量 , 不 展开 ) 
吴 王 靠 3.21 
挂 落 1.00 
封 沿 板 0.55 延长 米 
混凝土 座 槛 0.55 
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3. 装饰 工程 定额 计量 计价 案例 


【 例 8 -9】 某 园 林 建 筑 工 程 楼 面 建筑 平面 如 图 
8.11 所 示 ， 求 楼 地 面 工程 直接 工程 费 。( 门 窗 框 厚 
100mm， 居 中 布置 ，Ml 为 900mm X 2400mm，M2 
为 900mmX2400mm，C1 为 1800mmX1800mm。) 

解 : 

(1) 30mm 厚 细 石 混凝土 找平 层 ， 











(в) 





® $=(4.5Ж2—0. 24Х2) х (6—0. 24)—0. 6X2.4 
一 47.64(m2) 
2 с 套 定额 7-1， 基 价 9. 69 元 /me 。 
图 8.11 建筑 平面 图 | (2) З00тт Х 300mm 地 砖 面 层 ， 30 厚 1: 3 水 
楼 面 做 法 ; 泥 砂浆 结合 层 ， 纯 水 泥浆 一 道 ， 
(1) 300mmX300mm ЖЕЕ; $=47. 64 十 0. 9X 0:24X2=48.07(m?) 
(2) 300mm 厚 1 : 3 水 泥 砂浆 结合 层 ; 套 定额 7- 26; 基价 40. 34 元 /m?。 
(3) 纯 水 泥浆 一 道 ; (3) ВЕ: 
(4) 30mm 厚 细 石 混凝土 找平 层 ， 踢 脚 线 5 =[(4. 5—0. 24 十 6 一 0. 24) X2X2 一 0.9X3 十 
做 法 为 150mm НЕ, (0. 24 一 0.1) 二 2X8]X0.15 
一 5. 69(m’) 


套 定额 7- 44， 基 价 47. 83 元 /me 
(4) 分 项 工程 直接 费 计价 表 见 表 8. 38。 


表 8. 38 分 项 工程 直接 费 计 价 表 














序号 | 定额 编号 项 目 名 称 单位 тев 单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
1 7-1 细 石 混凝土 找平 层 ( 厚 30mm) п? 47.64 | 9.69 462 
= 地 砖 楼 地 面 ( 周 长 1200mm 以 内 ) 密 И Р Е 
2 7-26 | им зоа Е 1: 3 А п 48.07 | 40. 34 1939 
3 7-44 地 砖 踢 脚 线 пе 5.69 | 47.83 272 
小 计 元 2673 























8.4.3 装饰 工程 清单 计量 与 计价 


1. 楼 地 面 装饰 工程 工程 量 清单 计量 与 计价 

楼 地 面 装 饰 工 程 主 要 包括 楼 地 面 抹 灰 、 楼 地 面 镶 贴 、 楼 梯 面 层 、 其 他 材料 面 
线 、 楼 梯 装 饰 、 扶 手 、 栏 杆 、 栏 板 装饰 、 台 阶 装饰 、 零 星 装饰 等 项 目 。 

工程 量 清 单项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 应 按 表 8. 39 一 表 8. 42 的 规定 执行 。 





йй 
= 
= 








284 


















































第 8 前 ”通用 项 目 计量 与 计价 
表 8.39 楼 地 面 抹 灰 (编号 : 011101) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 垫 层 材料 种 类 、 
厚度 ЗЕ 
(2) върне. в 按 设计 图 示 尺寸 | 0 
011101001| 水 泥 砂浆 | 浆 配 合 比 以 面积 计算 , 扣除 | 3) a 
楼 地 面 (3) 素 水 泥浆 遍 数 凸 出 地 面 构筑 物 、 (4) же г 
(4) 面 层 厚度 、 砂 桨 设备 基础 、 室 内 管 | 5) НЕМ 
配合 比 道 、 地沟 等 所 占 面 | С = 
(5) 面 层 做 法 要 求 пг 积 , ЖАЛП НЕМ 
及 过 0.3 п? Ж. Ж. 
Ж ВАЗА НН Ж ЛИ НР 
„лн 占 面 积 。 门洞 、 空 | (1) 基层 清理 
о ЕЛЕЕ в. Елам. ЕЁ | (2) ай 
Ж 2 зр. ар А 
011101003 Ша (2) 找平 层 厚度 、 砂 侈 的 开口 部 分 不 增 (3) 抹 找 平 层 
楼 地 面 ”| 浆 配 合 比 я 
ыт 加 面积 (4) 面 层 铺设 
(3) 面 层 厚度 、 混 凝 (5) 材料 运输 
土 强度 等 级 | эң 
表 8. 40， 楼 地 面 镶 贴 (编号 : 011102) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特 征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
а) ри 砂 
Жї 
(2) на 厚度 、 砂 
жю 
011102001 | 石材 楼 地 面 | (3) кийнн: 
规格 、 颜 色 
(4) ВЕНЕ 
(5) 防护 层 材料 种 类 (1) ж 
(6) 酸 洗 、 打 蜡 要 求 чыз тора лв | 抹 找平 层 
| 按 设计 图 示 尺 二 (2) 面 层 铺设 、 
以 面积 计算 。 门洞 、 еи 
(1) 垫 层 材料 种 类 、| = М, МЛМ зу рив 
2 避免 的 开口 部 分 并 | (4) 剧 防护 材料 
(2) 找平 层 厚度 、 砂 人 相应 的 工程 量 内 | 5) 酸 洗 、 打 蜡 
浆 配 合 比 (6) 材料 运输 
(3) 结合 层 厚 度 、 砂 
011102003 | 块 料 楼 地 面 | 浆 配 合 比 
(4) 面 层 材料 品种 、 
规格 、 颜 色 








(5) ЗЕР БЕ Ж 
(6) 防护 层 材料 种 类 
(8) Е, И 
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表 8.41 楼 梯 面 层 (编号 : 011106 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 找平 层 厚度 、 砂 
сини | 将 配合 比 按 设计 图 示 尺寸 以 | Со 基层 清理 
011106001 面 层 (2) 贴 结 层 厚度 、 材 楼 梯 ( 包 括 踏 步 、 休 (2) 抹 找 平 层 
料 种 类 息 平台 及 三 500mm 的 | (3) 面 层 铺 贴 、 
(3) 面 层 材料 品种 、 楼 梯 井 ) 水 平 投影 面 | 磨 边 
规格 、 颜 色 m” | 积 计算 。 楼 梯 与 楼 地 | (1) МИН 
(4) 防滑 条 材料 种 面相 连 时 , 算 至 梯 口 | (5) А 
кине | 类、 规格 梁 内 侧 边 沿 ; 无 梯 口 | (6) 刷 防 护 材料 
011106002 ШЕ (5) 勾 颖 材料 种 类 梁 者 ， 算 至 最 上 一 层 (7) 酸 洗 、 打 蜡 
2 (6) 防护 层 材料 种 类 踏步 边沿 加 300mm (8) 材料 运输 
(7) ПНА, ИК 
表 8.42 台阶 装饰 (编号 : 011107 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 找平 层 厚度 、 
011107001 | 石材 台阶 面 на (01) 基层 清理 
2 21/5 р ЕТА ва 
种 类 按 设计 图 示 尺寸 | буйр 
(3) 面 层 材料 唱 | о 以 合 阶 (包括 最 上 层 | (ууруну 
种 、 规 格 、 颜 色 | 路 步 边沿 加 300mm) | (多维 
(4) 勾 颖 材料 种 类 水 平 投影 面积 计算 (6) РН 
„| со 防滑 条 材料 种 eta 
011107002| 块 料 人 台阶 面 ж. 规格 (7) 材料 运输 
(6) 防护 材料 种 类 








2. 墙 、 柱 面 工程 工程 量 清单 计量 与 计价 











墙 、 柱 面 工程 主要 包括 墙 面 抹 灰 、 柱 面 抹 灰 、 零 星 抹 灰 、 墙 面 块 料 面 层 、 零 星 镶 帖 块 


























料 、 堵 饰 面 、 柱 饰 面 、 梁 饰 面 、 隔 断 、 幕 墙 等 项 目 。 
墙 面 抹 灰 及 块 料 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 应 按 表 8. 43 一 表 8. 44 的 规定 执行 。 
28.43 墙 面 抹 灰 (编号 : 011201) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特 征 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 墙 体 类 型 за 
墙 面 一 般 а сы (1) 基层 清理 
011201001| Мы, аи ий, Вж (2) 砂浆 制作 、 
(3) 面 层 厚度 、 砂浆 | | 按 设计 图 示 尺 寸 | 运输 ра, 
配合 比 "Сови а 
墙 面 装饰 | СО 装饰 面 材料 种 类 ey 
011201002 зе 5) 抹 装 饰 面 
抹 灰 В ии 材 (6) 名 分 格 颖 
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表 8.44 墙 面 块 料 面 层 (编号 : 011204) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工程 内 容 
011204001| 石材 墙 面 | 《1) 墙 体 类 型 (1) 基层 清理 
(2) 安装 方式 (2) 砂浆 制作 、 
(3) 面 层 材料 品 运输 
规格 、 颜 色 Е (3) 粘 结 层 
011204002 拼 碎 石材 墙 面 (4) Е, ИЕН фи. жишш (4) 面 层 安装 
种 类 (5) Е 
(5) 防护 材料 种 类 (6) 刷 防 护 材料 
(6) 磨 光 、 酸 洗 、 打 (7) 磨 光 、 酸 
011204003| 块 料 墙 面 | зи 洗 、 打 晴 
加 如 和 И: 
011204004| ЧЕМ | (етж, в, 按 设计 图 示 以 质 | СО 骨架 制作 
204004 FN A И еи А 运输 、 安 装 
钢 骨 架 (2) 防 锈 漆 品 种 遍 数 量 计算 (2) МЕ 








3. 天 棚 工 程 工程 量 清单 计量 与 计价 


天 机 工程 主要 包括 天 棚 抹 灰 、 天 棚 吊顶 、 天 习 











其 他 装饰 等 项 目 。 


工程 量 清 单项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 应 按 表 8. 45 一 表 8. 47 的 规定 执行 。 
表 8.45 天 棚 抹 灰 ( 编 号 ; 011301) 





项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 ”| 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(0 基层 类 型 按 设 计 图 示 尺 二 水平 | „у ВЕ 
011301001 зн |? ЖӘНЕ. ВО до | 投影 面积 计算 ， 带 染 天 机 、 


料 种 类 
(3) 砂浆 配合 比 





梁 两 侧 抹 灰 面积 并 入 天 棚 | „(2 № 
(3) 抹 面 层 


面积 内 





表 8.46 天 棚 吊 项 (编号 : 011302) 











项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 吊顶 形式 、 吊 杆 
规格 、 高 度 
аа 
Ж. гащи 类 、 (1) 基层 清理 、 
фе И 吊 杆 安装 
ин. ЕТА 按 设 计 图 示 尺 寸 | (2) 龙骨 安装 
011302001| 吊顶 天 棚 ч т? 以 水 平 投影 面积 (3) 基层 板 铺 贴 
(4) 面 层 材料 品种 、 км 
规格 计算 ке Да 
А 5) В 
К 压条 材料 种 类 、 (6) 刷 防护 材料 


(6) ИЗБЕ 
(7) 防护 材料 种 类 
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表 8.47 天 棚 其 他 装饰 (编号 : 011304) 























项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 灯 带 型 式 、 尺 寸 
| | (2) 格 栅 片 材料 品 А 按 设计 图 示 尺 寸 | ако ве 
011304001| 灯 带 ( 槽 ) 种 、 规 格 п 以 框 外 围 面积 计算 安装 、 固 定 
(3) 安装 固定 方式 

















4. 其 他 装饰 工程 工程 量 清单 计量 与 计价 
其 他 装饰 工程 主要 包括 柜 类 、 货 架 、 装 饰 线 、 扶 手 、 栏 杆 、 栏 板 装饰 、 暧 气 嘿 、 浴 而 


配件 、 雨 篷 、 旗 杆 、 招 牌 、 灯 箱 、 美 术 字 等 项 目 。 


5. 


门窗 工程 工程 量 清单 计量 与 计价 


门窗 工程 主要 包括 木门 、 金 属 门 、 金 属 卷帘门 、 其 他 门 、 木 窗 、 金 属 窗 、 门 窗 套 、 窗 





帘 盒 、 和 窗台 板 等 项 目 。 


工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规 则 应 按 表 8. 48—48 8. 51 的 规定 执行 。 
表 8.48 木门 (编号 : 010801) 














项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特 征 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工程 内 容 
010801001| ”木质 门 (1) ГИ ИНА км | 
ТТ В ДИ леда МЕТ 
0108010021 木质 门 带 套 | 厚度 ай 设计 图 示 数 量 计算 (1) 门 安装 
| > 7 (2) 以 me 计量 ,| (2) 玻璃 安装 
С) 内 代号 及 洞口 尺寸 | %? | 我 设计 图 示 洞 口 尺 | (3) 五 金 安装 
010801004| 木质 防火 门 | (2) ВЕНА БЕЙ ив, 








厚度 


寸 以 面积 计算 


表 8.49 金属 门 (编号 : 010802) 














项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工程 内 容 
ао 门 代号 及 洞口 尺寸 
(2) 门框 或 扇 外 围 尺寸 
10802001 р; Г 
010802001 О зу руе, мил 
(4) 玻璃 品种 、 厚 度 С) 门 安装 
а) 以 楼 计量 ， 按 | 《2) 五 金 安装 
со 门 代号 及 洞口 尺寸 | пуш | 设计 图 示 数 量 计算 ; на 
010802003 钢 质 防火 门 (2) 门框 或 扇 外 围 尺 寸 | (луг | СО 以 ww 计量 ， 
пле, мит 按 设计 图 示 洞 口 尺 
寸 以 面积 计算 
а) 门 代号 及 洞口 尺寸 пре 
010802004| ”防盗 门 (2) 门框 或 扇 外 围 尺寸 (2) дарен 
(3) 门框 、 扇 材质 иы 










































































ива Шиш 
表 8.50 木 窗 (编号 : 020405) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
020405001| 木质 平 开 窗 | (1) 窗 类 型 
020405002| 木质 推拉 窗 (2) 框 材质 、 外 围 尺寸 (1) 窗 制作 、 
十 一 一 一 一 一 | совищ, знак 运输 、 安 装 
020405003 | 矩形 木 百叶 窗 | (4) 玻璃 品种 、 厚 度 、 按 设计 图 示 数 | (0) 五 金 、 玻 
020405004 | 异形 木 百叶 窗 | 五 金 材料 、 品 种 、 规 格 量 计 算 璃 安装 
а (5) 防护 材料 种 类 (3) 刷 防护 材 
020405005) ЖАНА (6) 油漆 品种 、 刷 漆 ЖЕ, НЕ 
020405006 ЖА | Ж 
表 8.51 金属 窗 ( 编 号 : 010807) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工程 内 容 
金属 (塑钢 、 
010807001 ров | а 窗 代号 及 洞口 尺寸 Со 窗 安装 
- 一 一 | (2) ЖЕ, МИ (1) шшш, | (0 五 金 、 玻 
010807002| 金属 防火 窗 | з) 玻璃 品种 、 厚 度 йун | 设计 图 示 数量 计算 | 3% 
010807003| 金属 百叶 窗 Ў тг (2) 以 m 计量 ， 
СОЛО | 按 设 计 图 示 洞 口 尺 
а) 窗 代号 及 洞 可 尺寸 寸 以 面积 计算 dy 窗 安装 
010807004] 金属 纱窗 (2) 框 材质 


6. 油漆 、 涂 料 、 祝 糊 工 程 工程 量 清单 计量 
油漆 、 涂 料 、 被 糊 工 程 主要 包括 门 油漆 、f 











(3) 窗纱 材料 品种 、 规 格 | 








与 计价 
窗 油漆 、 扶 手 油漆 、 板 条 面 } 


漆 、 木 材 面 油漆 、 金 属 面 油漆 、 抹 灰 面 油漆 、 喷 刷 涂料 、 裕 糊 等 项 目 。 
喷 塑 涂料 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 按 表 8. 52 的 规定 执行 。 
98.52 喷 塑 涂料 (编号 : 011407) 


(2) 五 金 安装 





漆 、 线 条 面 油 

















项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 。 | 计量 单位 | 。 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 基层 类 型 
011407001| 墙 面 喷 塑 涂料 (2) 喷 刷 涂料 部 位 
(3) ТАЕ 。 | Биж булк 
(4) ВК | 积 计算 вана 
We Е ОА. чы (5) 涂料 品种 、 喷 СЗ) №. ББ 
011407002| 天 棚 喷 刷 涂 料 
жшн 05), 
С) тж ыз 
столов ЖЕ Е юнан |. | 按 设计 图 示 尺寸 以 单 | бул 
杆 剧 涂料 “| со 涂料 品种 、 刷 面 外 肝 面 积 计算 ТИ еы 
喷 遍 数 ` ФА 
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( 续 ) 
项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计 算 规则 工程 内 容 
а) 以 t 计 量 , 按 设 
„| 计 图 示 尺 寸 以 质量 (1) 基层 清理 
011407005 ү, кн 计算 (2) 刷 防护 材 
и Бери | (2) 以 mm 计量 , # | Ж, НИЕ 
(1) 喷 刷 防火 涂料 设计 展开 
构件 名 称 
2 火 等 级 要 习 
и реа (1) 以 me 计量 ， 按 
аяк о 设计 图 示 尺 寸 以 面积 
011407006 木材 构件 喷 刷 (1) m | 计算 (1) 基层 清理 
防火 涂料 (2) mm (2) 以 m 计量 , 按 (2) 刷 防 火 材料 
设计 结构 尺寸 以 体积 
计算 

















7. 装饰 工程 清单 计量 计价 案例 


[918-10] 某 景 区 传达 室 如 图 8. 12 所 示 、 地 面 采用 20mm 厚 1 : 3 水 泥 砂 浆 找平 ， 
1 : 3 水 泥 砂 浆 铺 贴 600mmX600mm 地 砖 面 层 ; 踢 脚 线 采 用 同 地 面相 同 品 质地 砖 ， 踢 脚 线 
高 150mm， 采 用 1 : 2 水泥 砂浆 粘贴 。 试 编制 面砖 地 面 和 踢 脚 线 的 工程 量 清单 。( 本 例 
热 层 不 要 求 计算 ) 并 且 按 照 浙江 省 2003 版 建筑 工程 预算 定额 计算 该 工程 清单 综合 单 
价 。 假 设 当 时 当地 人 工 市 场 价 -30 元 / 工 日 ， 灰 浆 搅拌 机 200L 市 场 价 44. 69 元 / 台 班 ， 
企业 管理 费 按 人 工 费 及 机 械 费 之 和 的 20% ,利润 按 人 工 费 及 机 械 费 之 和 的 125, Ж 
险 费 按 0 计算 。 





































































C7 C3 
Е 
Е 
= 门 宽 : 
cl - | | Міт 
н М M4 | M2:1.2m 
M3 M3:0.9m 
Д 22 Е 
{ М4:1т 
и | з Шш - 
3.9 3.9 
+ Ш г Ш + 


图 8.12， 传达 室 平面 图 
解 : 

(1) 清单 项 目 设 置 。 

011102003001 ЖЖ Ирта 

011105003001 ЯН 28. 
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(2) 工程 量 计算 。 
地 面 面 积 ; 
(3. 9—0. 24) X (6—0. 24) 十 (3. 9—0. 24) X (3—0. 24) X 2 一 41. 29(m2) 
踢 脚 线 面积 二 (内 墙 净 长 一 门洞 口 十 洞口 边 )X 高 度 
[(3.9—0. 24) X6 十 (6 一 0.24) X2 十 (3 一 0. 24) Х4— (1+1.2+0.9х2+1х2)4 





























(0. 24 一 0. 095) ХА ХО. 15 


一 39. 10X0.15 一 5.87Cm?) 
注 : 在 面 层 和 底层 全 部 相同 时 ， 可 按 上 述 简 化 方法 计算 ; 但 如 各 间 面 层 材料 不 同时 ， 





应 分 别 按 各 主 墙 间 的 面积 计算 。 


(3) 按照 “计价 规范 ”的 计价 格式 要 求 编列 清单 见 表 8. 53。 


表 8.53 分 部 分 项 工程 量 清单 
工程 名 称 : 景区 传达 室 


号 项 目 编码 项 目 名 称 计量 单位 | 工程 数量 





块 料 楼 地 面 : 1:3 水 泥 砂浆 找平 厚 20mm,， 1 :3 水 





1 011102003001 | 20. 2 А а. дави г 41.29 
泥 砂浆 铺 贴 600mmX 600mm 地 砖 面 层 ， 酸 洗 打 蜡 
«БЕР. 1: ВЕ 
2 | 011105003001 | РНЕК: 1 : 2 水 泥 砂 浆 粘贴 地 砖 ， 高 150mm,  „ 5.87 














面 层 酸 洗 打 蜡 


按照 题 意 ， 该 清单 项 目 组 合 内 容 有 块 料 面 层 铺设 ， 水 泥 砂 浆 找 平和 块 料 面 层 打 蜡 。 
(1) 清单 工程 量 。 

块 料 面积 为 41.29m， 踢 脚 线 面积 为 5.87m 。 

(2) 本 例 套用 某 企 业 定额 。 

(3) 综合 单价 计算 分 析 见 表 8. 54。 





表 8. 54 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 


























其 中 
序 | 清单 a 综合 单价 
号 | 编码 | ”项 目 名 称 тема лга | 材料 费 инея 管理 费 | 利润 | 风险 费 | (元 ) 
(元 ) | (元 ) | 费 (元 ) | (元 ) | (元 ) | (元 ) 
块 料 地 面 贴 地 砖 | 7.85 | 75.80 | 0.16 | 1.60 | 0.96 0 86. 37 
011102 |(600mmx600mm)| 找平 | 1.95 | 3.53 | 0.13 | 0.42 | 0.25 0 6.28 
1 м 地 砖 ， 1 : 3 水 泥 
003001 | 砂浆 找平 。 面 层 НИ | 1.41 | 0.63 0.28 | 0.17 0 2.49 
打 蜡 小 计 | 11.19 | 79.95 | 0.29 | 2.30 | 1.38 0 95. 14 
踢 脚 线 | 14.43 | 74.28 | 0.08 | 2.90 | 1.74 0 93. 43 
011105 | р Е 
2 | 003001 | 面砖 跑 脚 线 | 1 | 1:39 | 0.63 0.28 | 0.17 0 2.47 
小 计 | 15.82 | 74.91 | 0.08 | 3.18 | 1.91 0 95. 90 






































(4) 清单 计价 表 编 制 见 表 8. 55. 
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表 8.55 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 












































工程 名 称 : 某 传达 室 
金额 (元 ) 
序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 计量 单位 | 工程 数量 
综合 单价 ай 
1 |011102003001 ЖР, 水 泥 砂浆 找平 层 ， п? 41.29 95.14 3928 
厚 20mm 
2 |011105003001| ”面砖 踢 脚 线 ，150mm п? 5.87 95.90 563 
3 合计 4491 
习 题 
一 、 填 空 题 
.计价 表 规 定 : 土 、 石 方 挖 方 体积 应 按 计算 。 
2. 平整 场地 工程 量 按 建筑 物 外 墙 边线 每 边 各 加 Ш “п” ЗЕЙ. 
3. 基础 垫 层 是 指 砖 、 混 凝 土 、 钢 筋 混凝土 等 基础 下 的 垫 层 ， 按 图 示 尺 十 以 
计算 。 





.全 玻 幕墙 按 设计 图 示 尺 寸 以 计算 。 带 肋 全 玻 幕墙 按 __ 计算 。 


























5. 块 料 台阶 面 工 程 量 按 设 计 图 示 尺 十 以 水 平 投影 面 
二 、 选 择 题 
. 平整 场地 是 指 厚度 在 ( ) 以 内 的 就 地 挖 填 、 找 平 。 
А. 10ст B. 30cm C. 40cm D. 50cm 
2. 天 棚 抹 灰 面 积 按 主 墙 间 的 净 面 积 以 m? 计算 ,不 扣除 ( ) 以 内 的 通风 孔 、 灯 槽 等 
所 占 的 面积 。 
А. 0. 1m2 В. 0. Зт° С. 0. Бп Р. 1. От? 
3. 铺 花 岗 岩 板 面 层 工程 量 按 ( ) 计 算 。 
А. 主 墙 间 净 面积 B. 墙 中 线 面积 
С. 墙 外 围 面 积 р. 墙 净 面积 X 下 料 系 数 
4. 装饰 高 度 在 ( ) 时 ， 执 行 满堂 脚手架 的 “基本 层 ” 定 额 。 
А. 0.6—1. 2т В. 1.2—4. 5т С. 4.5--5.2п О. 5.2--5. 8т 
5. 外 墙 抹 灰 面积 ， 不 扣除 ( ) 以 内 的 空洞 等 所 占 的 面积 。 
А. 0. 1п12 В. 0. Зт> С. 0.502 р. 1. Опа? 
6. 以 下 按 实 铺面 积 计算 工程 量 的 是 ( У 
А. 整体 面 层 в 找平 层 С. 块 料 面 层 р. 踏步 平台 表面 积 
三 、 思 考题 
1. 请 总 结 土石 方 工程 清单 工程 量 计算 规则 和 浙江 省 定额 工程 量 计算 规则 之 间 的 相同 
ти 
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. 简 述 钢筋 长 度 的 计算 方法 。 
. 简 述 打桩 工程 定额 工程 量 计算 规则 。 





混 





+ 


Ова авденвзнй 


4. 总 结 现 浇 混 凝 土 柱 柱 高 的 计算 方法 。 
5. 描述 块 料 墙 面 的 项 目 特征 。 
四 、 案 例 分 析 














某 工 程 基础 平面 图 如 图 8. 13 所 示 ， 现 浇 钢 筋 混 凝 土 带 形 基础 、 独 立 基 础 的 尺寸 见 图 。 








凝 土 热 层 强度 等 级 为 C15， 混 凝 土 基础 强度 等 级 为 C20， 按 外 购 商 品 混 凝 





土 考虑 。 混 凝 








垫 层 支 模 板 浇 筑 ， 工 作 面 宽度 300mm， 槽 坑 底 面 用 电动 夯实 机 夯实 ， 费 
层 和 基础 中 。 




















j 计 入 混凝土 










































200 


РУЛ С20 а 
钢筋 混凝土 





100150 300 








(Б) 基础 剖面 图 
图 8.13 某 工程 基础 平面 图 和 剂 面 图 
直接 工程 费 单价 见 表 8. 56 。 
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表 8.56 直接 工程 费 单价 表 







































































序号 项 目 名 称 计量 单位 тинт) 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 使 用 费 单价 
1 带 形 基础 组 合 钢 模板 п 8.85 | 21.53 1. 60 31. 98 
2 独立 基础 组 合 钢 模板 п? 3.32 | 19.01 1. 39 28. 72 
3 垫 层 木 模板 пе 3.58 | 21.64 0. 46 25. 68 
基础 定额 见 表 8. 57。 
表 8.57 基础 定额 表 
项 目 基础 模 底 夯实 | 现 浇 混凝土 基础 垫 层 | 现 浇 混凝土 带 形 基础 
名 称 单位 单价 (元 ) 1007 100 10m2 
综合 人 工 工 日 52. 36 1.42 7.38 9.56 
混凝土 C15 т? 252. 40 10. 15 
混凝土 C20 т? 266. 05 10, 15 
草 袋 па 2.25 1.36 2.52 
水 п? 2.92 3.67 9.19 
电动 打 夯 机 台 班 31. 54 0.56 
混凝土 振 的 器 ТЮ 23. 51 0.61 0.77 
翻斗 车 台 班 154. 80 0.62 0.78 

















依据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 计 算 原 则 ， 以 人 工 费 机 械 使 
用 费 之 和 为 基数 ， 取 管理 费 率 15%、 利 润 率 4%; 以 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 合计 和 模板 
及 支架 清单 项 目 费 之 和 为 基数 ， 取 临时 设施 费 率 1. 5%、 环 境 保护 费 率 0. 8%、 安 全 和 文 
明 施 工 费 率 1.8%。 

问题 ， 

依据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 的 规定 完成 下 列 计算 。 

1. 计算 现 浇 钢筋 混凝土 带 形 基础 、 独 立 基 础 、 基 础 垫 层 的 工程 量 。 棱 台 体 体积 公式 
为 V=1/3XhX (а? + +ахв), 

2. 编制 现 浇 混 凝 土 带 形 基 础 、 独 立 基 础 的 分 部 分 项 工程 量 清单 ， 说 明 项 目 特征 。 

3. 依据 提供 的 基础 定额 数据 ， 计 算 混凝土 带 形 基础 的 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 。 

4. 计算 带 形 基础 、 独 立 基 础 ( 坡 面 不 计算 模板 工程 量 ) 和 基础 垫 层 的 模板 工程 量 。 

5. 现 浇 混 凝 土 基础 工程 的 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 合 价 为 57686. 00 元 ， 计 算 措施 项 
目 清 单 费 用 。( 计 算 结果 均 保 留 两 位 小 数 。) 



































59 = 
园林 工程 结算 与 竣工 决算 


竣工 结算 与 竣工 决算 能 对 园林 工程 建设 的 质量 与 工程 完成 实际 情况 进行 客观 地 反映 ， 
也 是 对 建设 工程 造价 的 核定 依据 ， 更 是 新 固定 资产 价值 核定 的 依据 。 竣 工 结算 与 施工 单位 
的 利益 有 着 紧密 的 关系 。 园 林 建 设 工程 施工 图 预算 的 准确 性 将 会 直接 影响 到 竣工 结算 的 准 
确 度 。 在 结算 时 要 充分 了 解 定 额 子 目 分 项 布局 ， 熟悉 工程 量 相 关 计 算 规则 ， 对 图 纸 进行 认 
真 审阅 ， 特 别 是 总 平面 布置 图 ， 掌 握 整 个 园林 工程 的 全 貌 。 在 园林 项 目 施工 过 程 中 ， 广 泛 
收集 与 结算 工作 有 关 的 资料 ， 不 仅 可 以 保障 结算 标志 内 容 的 完整 性 ， 而 且 可 以 保证 竣工 结 
算 工作 的 顺利 开展 ， 最 大 限度 地 避免 在 工作 开展 过 程 中 出 现 的 问题 ， 因 此 非常 重要 。 


Стазвк ) 
1 掌握 园林 工程 竣工 结算 的 含义 、 方 式 、 内 容 和 编制 方法 。 
2. 掌握 园林 工程 竣工 决算 的 含义 、. 人 作用、 内容 和 编制 方法 。 
3. 理解 竣工 结算 和 竣工 决算 的 主体 : 

Na ) 


知识 要 点 能 力 要求 相关 知识 





(1) 了 解 园林 工程 结算 分 类 和 工程 价款 结 
竣工 结算 算 与 付款 工程 价款 
(2) 掌握 工程 价款 结算 的 方式 








(1) 了 解 工程 备料 款 及 备料 款 的 托 扣 工程 预付 款 
预付 备料 款 (2) 掌握 工程 峻 工 结算 的 编制 工程 进度 款 
(1) 了 解 建设 工程 站 工 决算 的 概念 、 作 用 
ө 和 编制 主体 РТТ 
“т (2) 掌握 工程 商工 决算 的 编制 方法 ， 决 算 | РНЕ 
与 结算 的 差异 











[| 基本 概念 


工程 价款 : 建筑 企业 因 承 包工 程 项 目 ， 按 合同 规定 和 工程 结算 办 法 的 规定 ， 将 已 完工 
程 或 竣工 工程 向 发 包 单 位 办 理 结 算 而 取得 的 价款 。 

工程 预付 款 : 又 称 材 料 备料 款 或 材料 预付 款 。 它 是 发 包 人 为 了 帮助 承包 人 解决 工程 施 
工 前 期 资金 紧张 的 困难 而 提前 给 付 的 一 笔 款项 。 工 程 是 否 实行 预付 款 ， 取 决 于 工程 性 质 、 
承包 工程 量 的 大 小 以 及 发 包 人 在 招标 文件 中 的 规定 。 
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ыенен 


工程 进度 款 : 在 施工 过 程 中 ， 按 逐 月 (或 形象 进度 、 或 控制 界面 等 ) 完 成 的 工程 数量 计 
算 的 各 项 费用 总 和 。 

工程 索赔 : 在 工程 合同 履行 过 程 中 ,合同 当事人 一 方 因 对 方 不 履行 或 未 能 正确 履行 合 
同 或 者 由 于 其 他 非 自身 因素 而 受到 经 济 损失 或 权利 损害 ， 通 过 合同 规定 的 程序 向 对 方 提出 
经 济 或 时 间 补 偿 要 求 的 行为 。 

工程 保修 金 ; 建筑 工程 中 , “质量 保修 金 ” 是 指 建设 单位 与 施工 单位 在 建设 工程 承包 
合同 中 约定 或 施工 单位 在 工程 保修 书 中 承诺 ， 在 建筑 工程 竣工 验收 交付 使 用 后 ， 从 应 付 的 
建设 工程 款 中 预 留 的 用 以 维修 建筑 工程 在 保修 期 限 和 保修 范围 内 出 现 的 质量 缺陷 的 资金 。 


Оса 





毛 白杨 的 价款 结算 


在 某 园 林 工 程 投标 报价 中 ， 胸 径 10cm 的 毛 白 杨 综合 单价 为 1130 Л, 清单 数量 15 株 ， 合 价 为 16950 
元 。 在 该 工程 竣工 结算 时 ， 胸 径 10cm 的 毛 白杨 实际 栽植 数量 为 22 株 ,那么 ,我 们 应 该 如 何 对 毛 白 杨 的 
价款 进行 结算 呢 ? 





|9.1 园林 工程 结算 


9.1.1 园林 工程 价款 结算 


竣工 结算 是 施工 企业 在 所 承包 的 工程 全 部 完工 后 ， 经 质量 验收 合格 ， 达 到 合同 要 求 
后 ， 向 建设 单位 最 后 一 次 办 理 结算 工程 价款 的 手续 ， 由 企业 预算 部 门 负责 编制 。 竣 工 结 
是 反映 该 工程 的 预算 成 本 ,由 施工 单位 用 来 作为 内 部 考核 实际 的 工程 费用 的 依据 。 竣 工 结 
算 也 是 建设 单位 竣工 决算 的 一 个 重要 组 成 部 分 。 

实行 招标 的 工程 合同 价款 应 在 中 标 通知 书 发 出 之 日 起 30 天 内 ， 由 发 、 承 包 双 方 依据 
招标 文件 和 中 标 人 的 投标 文件 在 书面 合同 中 约定 。 不 实行 招标 的 工程 合同 价款 ,在 发 、 承 
包 双 方 认可 的 工程 价款 基础 上 ， 由 发 、 承 包 双 方 在 合同 中 约定 。 

实行 招标 的 工程 ， 合 同 约定 不 得 违背 招 、 投 标 文件 中 关于 工期 、 造 价 、 质 量 等 方面 的 
实质 性 内 容 。 采 用 工程 量 清单 计价 的 工程 宜 采 用 单价 合同 。 
园林 工程 竣工 结算 计价 形式 与 建筑 安装 工程 承包 合同 计价 方式 一 样 ， 根 据 计价 方式 的 
ЖЇН, 一般 情况 可 以 分 为 3 种 类 型 ， 即 总 价 合 同 、 单 价 合 同和 成 本 加 酬金 合同 。 

(1) 总 价 合同 。 所 谓 总 价 合同 是 指 支付 给 施工 企业 的 款项 在 合同 中 是 一 个 “规定 金 
额 ”， 即 总 价 。 它 是 以 图 纸 和 工程 说 明 书 为 依据 ， 由 施工 企业 与 建设 单位 经 过 商定 做 出 的 。 
总 价 合同 按 其 是 否 可 调整 ， 可 分 为 以 下 两 种 不 同形 式 。 

Ф 不 可 调整 总 价 合同 。 这 种 合同 的 价格 计算 是 以 图 纸 及 规定 、 法 规 为 基础 ， 承 发 包 双 方 就 
承包 项 目 协商 的 一 个 固定 总 价 ， 由 施工 企业 一 笔 包 死 ， 不 能 变化 。 合 同 总 价 只 有 在 设计 和 工程 
范围 有 所 变更 的 情况 下 ， 才 能 随 之 做 相应 的 变更 ， 除 此 之 外 ,合同 总 价 是 不 能 变动 的 。 
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Жов 园林 工程 结算 与 竣工 决算 


@ 可 调整 总 价 合同 。 这 种 合同 一 般 也 是 以 图 纸 及 规定 、 规 范 为 计算 基础 ， 但 它 是 以 


“时 价 ”进行 计算 的 。 











所 用 的 工料 成 本 、 人 工 成 本 等 增加 ， 可 对 合同 总 价 进 行 相应 的 调整 。 





(2) 单价 合同 。 








这 是 一 种 相应 固定 的 价格 。 在 合同 执行 过 程 中 ， 由 于 市 场 变 化 而 使 





在 施工 图 纸 不 完整 ， 或 当 准 备 发 包 的 工程 项 目 内 容 、 技 术 、 经 济 指标 











一 时 尚 不 能 准确 、 具 体 地 给 予 规定 价格 时 ,往往 要 采用 单价 合同 形式 。 单 价 合 同 又 因 情况 





不 同 ， 可 分 为 以 下 3 





种 形式 。 


о 估算 工程 量 单价 合同 。 这 种 合同 形式 是 施工 单位 在 报价 时 ， 按 照 招 标 文 件 中 提供 





的 估算 工程 量 ， 报 工程 单价 。 结 算 时 按 实际 完成 工程 量 结算 。 


© 纯 单价 合同 。 




















采用 这 种 合同 形式 时 ， 建 设 单位 只 对 建设 工程 的 有 关 分 部 、 分 项 工 





- 程 范围 做 出 规定 ， 不 需 对 工程 量 做 任何 规定 。 施 工 单位 在 投标 时 ， 只 需 对 这 种 





程 ， 以 及 








给 定 范围 的 分 布 、 分 项 工程 做 出 报价 ， 而 工程 量 则 按 实际 完成 的 数量 结算 。 

@ 单价 合同 。 这 种 合同 形式 主要 适用 于 工程 内 容 及 其 技术 经 济 指标 尚未 全 面 确定 ， 投 标 报 
价 的 依据 尚 不 充分 的 情况 下 ， 建 设 单位 因 工 期 要 求 紧 迫 ， 必 须发 包 的 工程 ; 或 者 建筑 单位 与 施 
工 企 业 之 间 具 有 高 度 的 信任 ， 施 工 企业 在 某 些 方面 具有 独特 的 技术 、 特 长 和 经 验 的 工程 。 








(3) 成 本 加 酬金 








合同 。 这 种 合同 是 将 工程 项 目的 实际 投资 划分 成 直接 成 本 费 和 承包 方 


完成 工作 后 应 得 酬金 两 部 分 。 工 程 实施 过 程 中 发 生 的 直接 成 本 费 由 发 包 方 实 报 实 销 ， 再 按 
合同 约定 的 方式 另外 支付 给 承包 方 相应 报酬 。 这 种 合同 计价 方式 主要 适用 于 : 工程 内 容 及 
技术 经 济 指标 尚未 全 面 确 定 ， 投 标 报价 的 依据 尚 不 充分 的 情况 下 ， 发 包 方 因 工 期 要 求 紧 
迫 ， 必 须发 包 的 工程 ; 发 包 方 与 承包 方 之 间 有 着 高 度 的 信任 ， 承 包 方 在 某 些 方面 具有 独特 
的 技术 、 特 长 或 经 验 。 由 于 在 签订 合同 时 ， 发 包 方 提供 不 出 可 供 承 包 方 准确 报价 所 必需 的 
资料 ， 报 价 缺乏 依据 ， 因 此 ， 在 合同 内 只 能 商定 酬金 的 计算 方法 。 成 本 加 酬金 合同 广泛 地 
适用 于 工作 范围 很 难 确 定 的 工程 和 在 设计 完成 之 前 就 开始 施工 的 工程 。 

















9.1.2 园林 工程 价款 结算 的 方式 


根据 我 国 相关 规定 ， 工 程 进度 款 的 拨付 有 以 下 几 种 方式 。 

(1) 按 月 结算 与 支付 。 即 实行 按 月 支付 进度 款 ， 竣 工 后 清算 的 办 法 。 合 同 工 期 在 两 个 
年 度 以 上 的 工程 ， 在 年 终 进行 工程 盘点 ， 办 理 年 度 结算 。 

(2) 分 段 结算 与 支付 。 即 当年 开工 、 当 年 不 能 竣工 的 工程 按照 工程 形象 进度 ， 划 分 不 


同 阶段 支付 工程 进度 款 。 具 体 划分 在 合同 中 明确 。 








(3) 竣工 后 一 次 结算 。 建 设 项 目 或 单项 工程 全 部 建筑 安装 工程 建设 期 在 12 个 月 以 内 ， 或 者 


工程 承包 合同 价值 在 


100 万 元 以 下 的 ， 可 以 实行 工程 价款 每 月 月 中 预支 ， 竣 工 后 一 次 结算 。 











(4) 其 他 结算 方式 。 




















施工 企业 在 采 / 


按 月 结算 工程 价款 方式 时 ， 要 先 取 得 各 月 实际 完成 的 工程 数量 ， 并 按 








照 工 程 预算 定额 中 





完工 程 造 价 。 实 际 完成 的 工程 数量 ， 由 施工 单位 根据 有 关 资 料 计算 ， 并 编制 已 完工 程 月 报 


表 ， 然 后 按照 发 包间 





映 。 再 根据 已 完工 程 月 报表 编制 工程 价款 结算 账单 ， 与 已 完工 程 月 报表 一 起 ， 分 送 发 包 单 
位 和 经 办 银行 ， 据 以 办 理 结 算 。 























4 工程 直接 费 预 算 单 价 、 间 接 费 用 定额 和 合同 中 采用 利税 率 ， 计 算出 已 








位 编制 已 完工 程 月 报表 ， 将 各 个 发 包 单位 的 本 月 已 完工 程 造价 汇总 反 























施工 企业 在 采 / 


分 段 结算 工程 价款 方式 时 ， 要 在 合同 中 规定 工程 部 位 完工 的 月 份 ， 根 
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园 村 工程 计 星 与 计价 
据 已 完工 程 部 位 的 工程 数量 计算 已 完工 程 造价 ， 按 发 包 单位 编制 已 完工 程 月 报表 和 工程 价 
款 结算 账单 。 
对 于 工期 较 短 、 能 在 年 度 内 竣工 的 单项 工程 或 小 型 建设 项 目 ， 可 在 工程 竣工 后 编制 工 
程 价款 结算 账单 ， 按 合同 中 工程 造价 一 次 结算 。 
工程 价款 结算 账单 是 办 理工 程 价款 结算 的 依据 。 工 程 价款 结算 账单 中 所 列 应 收工 程 款 
应 与 随同 附送 的 已 完工 程 月 报表 中 的 工程 造价 相符 ， 工 程 价款 结算 账单 除了 列 明 应 收工 程 
款 外 ， 还 应 列 明 应 扣 预 收工 程 款 、 预 收 备料 款 、 发 包 单 位 供给 材料 价款 等 应 扣 款项 、 算 出 
本 月 实 收工 程 款 。 
为 了 保证 工程 按期 收尾 竣工 ， 工 程 在 施工 期 间 ， 不 论 工程 长 短 ， 其 结算 工程 款 ， 一 般 不 得 
超过 承包 工程 价值 的 95%， 结算 双 方 可 以 在 5% 的 幅度 内 协商 确定 尾款 比例 ， 并 在 工程 承包 合 
同 中 订 明 。 施 工 企业 如 已 向 发 包 单位 出 具 履 约 保函 或 有 其 他 保证 的 ， 可 以 不 留 工 程 尾款 。 
已 完工 程 月 报表 和 工程 价款 结算 账单 的 格式 见 表 9. 1 和 表 9.2. 























表 9.1 已 完工 程 月 报表 








发 包 单位 名 称 : 年 月 日 元 
单项 工程 开工 日 期 实际 完成 数 
和 单位 工 | 合同 造价 | 建筑 面积 至 上 月 (期 ) 止 | 本 月 (期 ) | ”备注 
程 名 称 开工 日 期 | 竣工 日 期 | 已 完工 工程 累计 |вяте 




































































施工 企业 ， 编制 日 期 ， 年 月 日 
#92 工程 价款 结算 账单 
建设 单位 名 称 ， 年 月 上 日 单位 : 元 

单项 工 | 合同 | 本 期 工 | 本 期 应 ека 本 期 止 
май а . тт 本 期 实 期 未 备料 已 收工 
程 项 目 | 预算 | 程 形象 итн, 预支 工 | 预收 备 各 种 往 | цы | 款 余额 ния 

名 称 |( 或 标书 ) 进度 | 款 | 合计 | 程 款 цы | 供应 材 | 来 款 аен 

料 款 计 

1 8 3 4 5 6 И 8 9 10 11 12 

承包 单位 (乙方 )， 建设 单位 ( 甲 方 ) 审 查 意见 ， 审 价 机 构 定 意见 ， 

Сер (ж) (жж) 

说 明 ，(1) 本 账单 由 承包 单位 在 进行 工程 价款 结算 时 填 列 。 其 中 ， 工程 进度 价款 由 建设 单位 审查 答 





署 意 见 后 ， 办 理 结 算 ; 竣工 结算 工程 价款 ， 由 建设 单位 签署 审查 意见 ， 送 审 价 机 构 审定 后 ， 办 理 结 算 。 
(2) 第 3 栏 :“ 本 期 工程 形象 进度 ”以 文字 说 明 方式 填 列 ， 如 基础 完 、 机 构 完 等 。 
(3) 第 4 栏 :“ 本 期 应 收工 程 款 ” 应 根据 已 完工 程 进度 数 填 列 。 
(4) 甲 方 在 填写 审查 意见 时 ， 应 填写 本 期 同意 实际 支付 的 工程 款 数额 。 
(5) 第 5 一 9 栏 是 指 本 期 工程 价款 中 应 作 抵 扣 的 款项 。 












-第 9 意 ”园林 工程 结算 与 竣工 决算 


9.1.3 园林 工程 预付 款 支 付 


施工 企业 承包 工程 ， 一 般 都 实行 包工 包 料 ， 这 就 需要 有 一 定数 量 的 备料 周转 金 。 在 工 
程 承包 合同 条 款 中 ,一 般 要 明文 规定 发 包 单位 ( 甲 方 ) 在 开工 前 拨付 给 承包 单位 (乙方 ) 一 定 
限额 的 工程 预付 备料 款 。 此 预付 款 构成 施工 企业 为 该 承包 工程 项 目 储备 主要 材料 、 结 构件 
所 需 的 流动 资金 。 

《建设 工程 工程 量 清 单 计 价 规范 》(GB 50500 一 2013) 有 关 工 程 预付 款 的 规定 如 下 。 承 
包 人 应 在 签订 合同 或 向 发 包 人 提供 与 预付 款 等 额 的 预付 款 保函 (如 有 ) 后 向 发 包 人 提交 预 休 
款 支付 申请 。 发 包 人 应 对 在 收 到 支付 申请 的 7 天 内 进行 核实 后 向 承包 人 发 出 预付 款 支付 证 
书 ， 并 在 签发 支付 证 书后 的 7 天 内 向 承包 人 支付 预付 款 。 发 包 人 没有 按时 支付 预付 款 的 ， 
承包 人 可 催告 发 包 人 支付 ; 发 包 人 在 付款 期 满 后 的 7 天 内 仍 未 支付 的 ， 承 包 人 可 在 付款 地 
满 后 的 第 8 天 起 暂停 施工 。 发 包 人 应 承担 由 此 增加 的 费用 和 (或 ) 延 误 的 工期 ， 并 向 承包 人 
支付 合理 利润 。 预 付款 的 支付 比例 不 宜 高 于 合同 价款 的 30%。 

工程 预付 款 仅 用 于 承包 方 支付 施工 开始 时 与 本 工程 有 关 的 动员 费用 。 如 承包 方 滥用 此 
款 ， 发 包 方 有 权力 立即 收回 。 在 承包 方向 发 包 方 提交 金额 等 于 预付 款 数 额 (发 包 方 认可 芯 
银行 开 出 ) 的 银行 保函 后 ， 发 包 方 按 规定 的 金额 和 规定 的 时 间 向 承包 方 支付 预付 款 ， 在 发 
包 方 全 部 扣 回 预付 款 之 前 ， 该 银行 保函 将 一 直 有 效 。 当 预付 款 被 发 包 方 扣 回 时 ， 银 行 保函 
金额 相应 递减 。 但 在 预付 款 全 部 扣 回 之 前 一 直 保 持 有 效 。 发 包 人 应 在 预付 款 扣 完 后 的 1 
天 内 将 预付 款 保函 退还 给 承包 人 。 

1. 工程 预付 款 的 限额 

园林 工程 预付 款额 度 ; 各 地 区 、 各 部 门 的 规定 不 完全 相同 ， 主 要 是 保证 施工 所 需 材料 
和 构件 的 正常 储备 。 一 般 是 根据 施工 工期 、 建 筑 安装 工作 量 、 主 要 材料 和 构件 费用 占 建筑 
安装 工作 量 的 比例 以 及 材料 储备 周期 等 因素 经 测算 来 确定 。 

(1) 在 合同 条 件 中 约定 。 发 包 人 根据 工程 的 特点 、 工 期 长 得、 市 场 行情 、 供 求 规律 等 
因素 ， 招 标 时 在 合同 条 件 中 约定 工程 预付 款 的 百分比 。 

(2) 公式 计算 法 。 公 式 计算 法 是 根据 主要 材料 ( 含 结构 件 等 ) 占 年 度 承包 工程 总 价 的 比 
包 ， 材 料 储备 定额 天 数 和 年 度 施工 天 数 等 因素 ,通过 公式 计算 预付 备料 款额 度 的 一 种 
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方法 。 
其 计算 公式 为， 
панти ТВОИ н жду (9.0 
тенки ТЕМИ ох (9.2) 


式 中 : 年 度 施工 天 数 按 365 天 日 历 天 计算 ; 材料 储备 定额 天 数 由 当地 材料 供应 的 在 途 
天 数 、 加 工 天 数 、 整 理 天 数 、 供 应 间隔 天 数 、 保 险 天 数 等 因素 决定 。 


2. 预付 款 的 扣 回 


发 包 单位 拨付 给 承包 单位 的 预付 款 属 于 预支 性 质 ， 到 了 工程 实施 后 ， 随 着 工程 所 需 主 
要 材料 储备 的 逐步 减少 ， 应 以 抵 充 工程 价款 的 方式 陆续 扣 回 。 扣 款 的 方法 如 下 。 











т 
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патентзънп 


(1) 可 以 从 未 施工 工程 尚 需 的 主要 材料 及 构件 的 价值 相当 于 预付 款 数额 时 起 扣 ， 从 每 








(9.3) 


次 结算 工程 价款 中 ， 按 材料 比重 扣 抵 工程 价款 ， 竣 工 前 全 部 扣 清 。 其 基本 表达 公式 为 : 
т-р-М 
М 
р. T 一 起 扣 点 ， 即 预付 备料 款 开 始 扣 回 时 的 累计 完成 工作 量 金额 ; 








MM 一 一 预付 款 限额 ; 
NN 一 一 主要 材料 所 占 比 重 ; 
PP 一 一 承包 工程 价款 总 额 。 





(2) 扣 款 的 方法 也 可 以 在 承包 方 完 成 金额 累计 达到 合同 总 价 的 一 定 比 例 后 ， 由 承包 方 
开始 向 发 包 方 还 款 ， 发 包 方 从 每 次 应 付 给 承包 方 的 金额 中 扣 回 工程 预付 款 ， 发 包 方 至 少 在 
合同 规定 的 完工 期 前 将 工程 预付 款 的 总 计 金 额 逐 次 扣 回 。 发 包 方 不 按 规定 支付 工程 预付 





























款 ， 承 包 方 按 《建设 工程 施工 合同 (示范 文本 )》 第 21 条 享有 权力 。 











在 实际 经 济 活动 中 ， 情 况 比较 复杂 ， 有 些 工 程 工期 较 短 ， 就 无 需 分 期 扣 回 。 有 些 工 程 
工期 较 长 ， 如 跨年度 施工 ， 预 付款 可 以 不 扣 或 少 扣 ， 并 于 次 年 按 应 预付 款 调整 ， 多 退 少 补 。 
具体 地 说 ， 跨 年 度 工 程 ， 预 计 次 年 承包 工程 价值 大 于 或 相当 于 当年 承包 工程 价值 时 ， 可 以 不 
扣 回 当 年 的 预付 款 ， 如 小 于 当年 承包 工程 价值 时 ， 应 按 实际 承包 工程 价值 进行 调整 ， 在 当年 
扣 回 部 分 预付 款 ， 并 将 未 扣 回 部 分 转 入 次 年 ,直到 竣工 年 度 ， 青 按 上 述 办 法 扣 回 。 








9.1.4 园林 工程 进度 款 支 付 





《建设 工程 工程 量 清 单 计 价 规范 》(GB 50500=2013) 有 关 工 程 进度 款 的 规定 如 下 。 承 


包 人 应 在 每 个 计量 周期 到 期 后 的 7 天 内 向 发 包 人 提交 已 完工 程 进 度 款 支付 申 


请 一 式 四 份 ， 


详细 说 明 此 周期 自己 认为 有 权 得 到 的 款额 ;包括 分 包 人 已 完工 程 的 价款 。 发 包 人 应 在 收 到 
承包 人 进度 款 支付 申请 后 的 14 天 内 根据 计量 结果 和 合同 约定 对 申请 内 容 予 以 核实 。 确 认 
后 向 承包 人 出 具 进 度 款 支 付 证 书 。 发 包 人 应 在 签发 进度 款 支付 证 书后 的 14 天 内 ， 按 照 支 


付 证 书 列 明 的 金额 向 承包 人 支付 进度 款 。 


除 合同 另 有 约定 外 ， 进 度 款 支付 钻 请 应 包括 下 列 内 容 : 四 累计 已 完成 工程 的 工程 价 
款 ; 思 累 计 已 实际 支付 的 工程 价款 ; @ 本 期 间 完 成 的 工程 价款 ; @ 本 期 间 已 完成 的 计 日 工 
价款 ; @ 应 支付 的 调整 工程 价款 ; @ 本 期 间 应 扣 回 的 预付 款 ; 本 期 间 应 支付 的 安全 文明 
施工 费 ;，@ 本 期 间 应 支付 的 总 承包 服务 费 ; 加 本 期 间 应 扣留 的 质量 保证 金 ，@@ 本 期 间 应 支 
付 的 、 应 扣除 的 索赔 金额 ，@ 本 期 间 应 支付 或 扣留 ( 扣 回 ) 的 其 他 款项 ，@ 本 期 间 实 际 应 支 

















付 的 工程 价款 。 





对 实行 工程 量 清单 计价 的 工程 ， 应 采用 单价 合同 方式 ， 即 合同 约定 的 工程 价款 中 所 包 





含 的 工程 量 清单 项 目 综合 单价 在 约定 条 件 内 是 固定 的 ， 不 予 调整 ， 工 程 量 允许 调整 。 工 程 


量 清单 项 目 综合 单价 在 约定 的 条 件 外 ， 人 允许 调整 。 调 整 方 式 、 方 法 应 在 合同 











Pp 约定 。 若 合 


同 未 作 约定 ， 可 参照 以 下 原则 办 理 : 四 当 工 程 量 清单 项 目 工程 量 的 变化 幅度 在 10% 以 内 
时 ， 其 综合 单价 不 作 调整 ， 执行 原 有 综合 单价 ; 加 当 工程 量 清单 项 目 工程 量 的 变化 幅度 在 
10% 以 外 ， 且 其 影响 分 部 分 项 工程 费 超过 0. 1% 时 ,其 综合 单价 以 及 对 应 的 措施 费 ( 如 有 ) 
均 应 作 调 整 。 调 整 的 方法 是 由 承包 人 对 增加 的 工程 量 或 减少 后 剩余 的 工程 量 提出 新 的 综合 


























单价 和 措施 项 目 费 ， 经 发 包 人 确认 后 调整 。 
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-第 9 意 ”园林 工程 结算 与 竣工 决算 


9.1.5 园林 工程 竣工 结算 








《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 有 关 工 程 竣工 结算 的 规定 如 下 。 
发 包 人 应 在 收 到 承包 人 提交 竣工 结算 款 支付 申请 后 7 天 内 予以 核实 ， 向 承包 人 签发 竣工 结 
算 支付 证 书 。 发 包 人 应 在 收 到 承包 人 支付 工程 竣工 结算 款 申请 后 14 天 内 支付 结算 款 ; 发 
包 人 未 按照 规定 支付 竣工 结算 款 的 ， 承 包 人 可 催告 发 包 人 支付 ， 并 有 权 获 得 延迟 支付 的 利 
息 。 竣 工 结算 支付 证 书签 发 后 56 天 内 仍 未 支付 的 ， 除 法 律 另 有 规定 外 ， 承 包 人 可 与 发 包 
人 协商 将 该 工程 折价 ， 也 可 直接 向 人 民法 院 申请 将 该 工程 依法 拍卖 。 承 包 人 就 该 工程 折价 
或 拍卖 的 价款 优先 受 偿 。 承 包 人 未 在 规定 的 时 间 内 提交 竣工 结算 文件 ， 经 发 包 人 督促 后 14 
天 内 仍 未 提交 或 没有 明确 答复 ， 发 包 人 有 权 根 据 已 有 资料 编制 竣工 结算 文件 ， 作 为 办 理 竣 
工 结算 和 支付 结算 款 的 依据 ， 承 包 人 应 予以 认可 。 

1. 竣工 结算 的 原则 

а) 凡 编制 竣工 结算 的 项 目 ， 必 须 是 具备 结算 条 件 的 工程 。 也 就 是 必须 经 过 交工 验 
收 的 工程 项 目 ， 而 且 要 在 竣工 报告 的 基础 上 ， 实 事 求 是 地 对 工程 进行 清点 和 计算 ， 凡 属 
未 完 的 工程 、 未 经 交工 验收 的 工程 和 质量 不 合格 的 工程 ， 均 不 能 进行 竣工 结算 ， 需 要 返 
工 的 工程 或 需要 修补 的 工程 ， 必 须 在 返工 和 修补 后 并 经 验收 检查 合格 后 方 能 进行 竣工 
结算 。 

(2) 要 本 着 对 国家 认真 负责 的 精神 编制 竣工 结算 书 ， 并 要 正确 地 确定 工程 的 最 终 造 
价 ， 不 得 巧立名目 、 和 弄虚作假 。 

(3) 要 严格 按照 国家 和 所 在 地 区 的 预算 定额 、 取 费 规 定 和 施工 合同 的 要 求 进行 
编制 。 

(4) 施工 图 预算 书 等 结算 资料 必须 齐全 ， 并 严格 按 竣工 结算 编制 程序 进行 编制 。 

2. 竣工 结算 的 依据 

在 办 理 竣 工 结算 时 ， 应 具备 下 列 依据 。 

(1) 工程 竣工 报告 、 竣 工 图 和 竣工 验收 单 。 

(2) 工程 施工 合同 或 施工 协议 书 。 

(3) 施工 图 预算 书 或 招 投标 工程 的 合同 单价 、 经 过 审批 的 补充 修正 预算 书 以 及 施工 过 
程 中 的 中 间 结 算账 单 。 
(4) 设计 技术 交底 及 图 纸 会 审 记 录 资 料 。 

(5) 工程 中 因 增 减 设 计 变更 、 材 料 代 用 而 引起 的 工程 量 增 减 账单 。 

(6) 经 建设 单位 签证 认可 的 施工 技术 措施 、 技 术 核 定单 。 

(7) 各 种 涉及 工程 造价 变动 的 资料 。 

3. 编制 竣工 结算 的 内 容 及 方法 

竣工 结算 以 单位 工程 的 增 减 费用 或 竣工 结算 的 费用 的 计算 为 主要 内 容 。 而 单位 工程 的 
增 减 费用 ， 或 竣工 结算 的 费用 计算 方法 是 指 在 施工 图 预算 ， 或 中 标 标价 ， 或 前 一 次 增 减 费 
的 基础 上， 增加 或 者 减少 本 次 费用 的 变更 部 分 ,应 计 取 各 项 费用 的 内 容 及 使 用 各 种 表格 
均 要 和 施工 图 预算 内 容 相 同 ， 它 包括 直接 费 、 间 接 费 、 计 划 利 润 和 税金 。 竣 工 结算 的 编制 
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аганын 


一 般 有 两 种 方法 。 

а) 工程 实施 过 程 中 发 生变 化 较 大 的 工程 。 对 这 类 工程 ， 必 须根 据 设 计 变更 资料 ， 
外 新 绘制 竣工 图 。 在 双方 认可 的 竣工 图 基础 上 ,依据 有 关 资 料 ， 重 新 计算 工程 项 目 ， 
出 工程 竣工 造价 结算 书 。 这 种 方法 正确 程度 较 高 ， 但 需 大 量 的 时 间 、 精 力 ， 往 往 影 
工程 款项 的 及 时 回收 。 对 绿化 种 植 工程 而 言 ， 这 种 情况 发 生 较 少 ， 这 种 方法 也 较 少 


由 
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(2) 工程 实施 过 程 中 发 生变 化 不 大 的 工程 。 对 这 类 工程 ， 常 采用 以 原 有 施工 图 、 合 同 
造价 为 基础 ， 根 据 合 同 规定 的 计价 方法 ， 对 照 原 有 资料 相应 增 减 ， 适 当 调整 ， 最 终 作 为 竣 
[结算 造价 的 方法 。 这 种 方法 在 绿化 种 植 工程 中 运用 较 普 遍 ， 具 体 做 法 如 下 。 

(1) 直接 费 增 减 表 计算 。 这 个 部 分 主要 是 计算 直接 费 增 加 和 减少 的 费用 。 

Ф 计算 变更 增 减 部 分 。 

变更 增加 : 图 纸 设计 变更 需要 增加 的 项 目 和 数量 。 应 在 工程 量 及 价值 前 标注 
Яо =, 

变更 减少 : 图 纸 设计 变更 需要 减少 的 项 目 和 数量 。 应 在 工程 量 及 价值 前 标注 
к=" э, 

增 减 小 计 : 上 述 两 项 之 和 ,“ 十 ”表示 增加 费用 ,“ 一 ”表示 减少 费用 。 

@ 现场 签证 增 减 部 分 。 

@ 增 减 合计 。 指 上 述 @、@ 项 增 减 之 和 ， 结 果 增 加 以 “十 ”表示 ， 减 少 以 “一 ” 
表示 。 

(2) 直接 费 调整 总 表 计 算 。 即 计算 经 增 减 调整 后 的 直接 费 合 计数 量 。 计 算 过 程 如 下 。 

Ф 原 工 程 直接 费 (或 上 次 调整 直接 费 ) 第 一 次 调整 填 原 预算 或 中 标 标价 直接 费 ; 第 二 
次 以 后 的 调整 填 上 次 调整 费用 的 直接 数 。 

@ 本 次 增 减 额 :- 填 上 述 中 的 计算 结果 数 。 

@ 本 次 直接 费 合 计 : 上 述 (1) 中 四 、@ 项 的 费用 之 和 。 

(3) 费用 总 表 计 算 。 无 论 是 工程 费用 或 是 竣工 结算 的 编制 ， 其 各 项 费用 及 造价 计算 方 
法 与 编制 施工 图 预算 的 方法 相同 。 

(4) 增 减 费用 的 调整 及 竣工 结算 。 增 减 费用 的 调整 及 竣工 结算 属于 调整 工程 造价 的 两 
个 不 同 阶段 ， 前 者 是 中 间 过 渡 阶段 ， 后 者 是 最 后 阶段 。 无 论 是 哪 一 个 阶段 ， 都 有 若干 项 目 
的 费用 要 进行 增 减 计算 ， 其 中 有 与 直接 费用 有 直接 关系 的 项 目 ， 也 有 与 直接 费 间接 发 生 关 
系 的 项 目 ， 其 中 有 些 项 目 必 须 立 即 处 理 ， 有 些 项 目 可 以 暂缓 处 理 ， 这 些 应 根据 费用 的 性 
质 、 数 额 的 大 小 、 资 料 是 否 正确 等 情况 ， 分 不 同 阶段 来 处 理 。 现 在 介绍 部 分 不 同情 况 时 ， 
对 下 列 问题 采取 不 同 阶段 的 处 理 方法 。 
Ф 材料 调价 。 明 确 分 阶段 调整 的 ， 或 还 有 其 他 明文 调整 办 法 规定 的 差价 ， 其 调整 项 
目 应 及 时 调整 ， 并 列 人 调整 费用 中 。 规 定 不 明确 的 要 暂 后 调整 。 

@ 重大 的 现场 经 济 签证 应 及 时 编制 调整 费用 文件 ， 一 般 零 星 签证 ， 可 以 在 竣工 结算 
时 一 次 处 理 完 。 

@ 原 预 算 或 标书 中 的 甩 项 ， 如 果 图 纸 已 经 确定 ， 应 立即 补充 ， 尚 未 明确 的 继续 
甩 项 。 

@ 属于 图 纸 变 更 ， 应 定期 及 时 编制 费用 调整 文件 。 

© 对 预算 或 标书 中 暂 估 的 工程 量 及 单价 ， 可 以 到 竣工 结算 时 再 做 调整 。 
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@ 实行 预算 结算 的 工程 ， 在 预算 实施 过 程 中 ,如果 发 现 预 算 有 有 
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大 的 差别 ， 除 个 


别 重大 问题 ， 应 急需 调整 的 立即 处 理 以 外 ,其 余 一 般 可 以 到 竣工 结算 时 一 并 调整 。 其 














调整 。 











中 包括 工程 量 计算 错误 、 单 价差 、 套 错 定 额 子 目 等 ; 对 招标 中 标的 工程 ,一般 不 能 





@ 定额 多 次 补充 的 费用 ， 调 整 文件 所 规定 的 费用 调整 项 目 ， 可 以 等 到 竣工 结算 时 一 
次 处 理 ， 但 重大 特殊 的 问题 应 及 时 处 理 。 








4. 竣工 结算 的 审定 





工程 竣工 结算 的 审查 规定 审查 时 间 : (0500 万 元 以 下 ， 从 接 到 竣工 结算 报告 和 完整 的 
竣工 结算 资料 之 日 起 20 天 ; @500 万 一 2000 万 元 ,从 接 到 竣工 结算 报告 和 完整 的 竣工 结 
算 资 料 之 日 起 30 天 ; @2000 万 一 5000 万 元 , 从 接 到 竣工 结算 报告 和 完整 的 竣工 结算 资料 


之 日 起 45 天 ; @5000 万 元 以 上 ,从 接 到 竣工 结算 报告 和 完整 的 竣 ] 


60 天 。 


[结算 资料 之 日 起 


发 包 人 以 对 工程 质量 有 异议 ,拒绝 办 理工 程 竣 工 结算 的 ; 已 竣工 验收 或 已 竣工 未 验 
收 但 实际 投入 使 用 的 工程 ， 应 就 有 争议 的 部 分 委托 有 资质 的 检测 鉴定 机 构 进行 检测 ， 根 
据 检 测 结果 确定 解决 方案 ， 其 质量 争议 按 该 工程 保修 合同 执行 。 瘫 工 结算 按 合同 约定 














办 理 。 





【 例 9-1】 某 园 林 工程 项 目 由 A、B、C 三 个 分 项 工程 组 成 ， 采 用 工程 量 清单 招标 
。 各 月 计划 完成 工程 量 及 综合 单价 见 表 9. 3， 承 包 合同 规 





确定 中 标 人 ， 合 同 工 期 5 个 月 
定 如 下 。 











表 9%-3 各 月 计划 完成 工程 量 及 综合 单价 表 计量 单位 ，m 
工程 名 称 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月 | 第 5 月 | 综合 单价 (元 ) 
分 项 工程 名 称 闪 500 600 180 
分 型 工程 名 称 B 750 800 480 
分 型 工程 名 称 C 950 1100 1000 375 














а) 开工 前 发 包 方向 承包 方 支付 分 部 分 项 工程 费 的 15% 作 为 材料 预付 款 。 预 付款 从 工 


程 开 工 后 的 第 2 个 月 开始 分 3 АЛ В 
(2) 工程 进度 款 按 月 结算 ， 发 包 方 每 月 支付 
(3) 措施 项 目 工程 款 在 开工 前 和 开工 后 第 1 个 月 末 分 两 次 平均 支付 。 
(4) 分 项 工程 累计 实际 完成 工程 量 超过 计划 完成 工程 量 的 10% 时 ,该 分 项 工程 超出 部 








抵 扣 。 


分 的 工程 量 的 综合 单价 调整 系数 为 0. 95. 
(5) 措施 项 目 费 以 分 部 分 项 工程 费用 的 2% 计 取 ， 其 他 项 目 费 20.86 万 元 ， 规 费 综 
合 费 率 3.5% (以 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 之 和 为 基数 )， 税金 





ж 3.350. 


问题 : 1. 工程 合同 价 为 多 少 万 元 ? 
2. 列 式 计算 材料 预付 款 、 开 工 前 承包 商 应 得 措施 项 目 工程 款 。 





承包 方 应 得 工程 款 的 90%。 


З. 根据 表 9. 4 计算 第 1、2 月 造价 工程 师 应 确认 的 工程 进度 款 各 为 多 少 万 元 。 


патентзънп 














#94 第 1、2、3 月 实际 完成 的 工程 量 表 计量 单位 ，mm 
工程 名 称 第 1 月 第 2 月 第 3 月 
分 项 工程 名 称 А 630 600 
分 项 工程 名 称 В 750 1000 
分 项 工程 名 称 C 950 

















4. 简 述 承 发 包 双方 对 工程 施工 阶段 的 风险 分 挫 原 则 。 

Ж: 问题 1; 

分 部 分 项 工程 费用 为 : 

(500 十 600) X180 十 (750 十 800)X480 十 (950 十 1100 十 1000) X375 二 208. 58( 万 元 )。 


措施 项 目 费 为 ， 208. 58X2% 二 4. 17( 万 元 ) 。 

其 他 项 目 费 为 ，20. 86 万 元 。 

工程 合同 价 为 ， (208.58 十 4.17 十 20.86) х (143.50) х (1 十 3.35%) =233. 61 Х 
1. 035Х 1. 0335=249. 8907776). 

问题 2， 

材料 预付 款 : 208. 58 15 =31. 2907726). 

开工 前 承包 商 应 得 措施 项 目 工程 款 : 

4.17X(1 十 3.5%)X(1 十 3. 35%JX50% 王 2.23( 万 元 )。 

问题 3， 

第 1 月 ; 630 180 13.50) Х(1+3. 354) < 9000 41700 Х 506 Ж (1+3. 50) х 
(1-3. 35%) =13. 1507790) 

第 2 月 : 

А: 

630 十 600 王 1230( 元 ) 

(1230—1100) —1100=11. 82%>10% 

[1230—1100х (14-10%) | х 180 хо. 954-580 180= 107820. 00076) 

也 分 项 为 : 750X480 王 360000. 000270). 

合计 为 : (107820 十 360000) Х (1 十 3. 5%) Х (1-3. 35%) X 90% 一 312900 寺 3 二 
34. 61( 万 元 ) 。 

问题 4: 

(1) 对 于 主要 由 市 场 价格 浮动 导致 的 价格 风险 ， 承 发 包 双方 合理 分 摊 。 

(2) 不 可 抗力 导致 的 风险 ， 承 发 包 双 方 各 自 承担 自己 的 损失 。 

(3) 发 包 方 承 担 的 其 他 风险 包括 : 

@ 法 律 、 法 规 、 规 章 或 有 关 政 策 出 台 ， 造成 的 施工 风险 ， 应 按 有 关 调 整 规定 执行 ; 

@ 发 包 人 原因 导致 的 损失 ; 

@ 设计 变更 、 工 程 洽 商 ; 

@ 工程 地 质 原因 导致 的 风险 ; 

© 工程 量 清单 的 变化 ， 清 单 工作 内 容 项 目 特征 描述 不 清 的 风险 等 。 
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(4) 承包 人 承担 的 其 他 风险 包括 : 

Ф 承包 人 根据 自己 技术 水 平 、 管 理 、 经 营 状 况 能 够 自主 控制 的 风险 ; 
@ 承包 人 导致 的 施工 质量 ， 工 期 延误 ; 

@ 承包 人 施工 组 织 设计 不 合理 的 风险 等 。 

5. 竣工 结算 案例 

本 竣工 结算 案例 如 下 。 











某 度假 村 景观 绿化 工程 


竣工 结算 总 价 


中 标价 (小 写 ) 198259. 05 写 ) : АЛИА лса ПУ 
结算 价 ( 小 写 ) 183968. 61 ЕЕ ДЕЕ СЕОУ ЕИ 


X X 工 程 造价 咨询 


承包 大 ;XX 建筑 单位 工程 造价 咨询 人 ， 企业 资质 专用 章 
(单位 羡 章 (单位 资质 专用 章 ) 


法 定 代 表 人 法 定 代表 人 
或 其 授权 人 : XX 建筑 单位 或 其 授权 人 : XX 工程 造价 咨询 


(签字 或 盖 章 ) 


编制 人 : ХХ 核对 人 : XX 签字 
盖 造 价 工程 师 或 造价 员 专 用 章 盖 工 程 师 专用 章 





编制 时 间 : ХХХХЕХХАХХН 核对 时 间 : X XX x 年 Xx 





注 : 此 为 招标 人 委托 工程 造价 咨询 企业 编制 的 编制 工程 量 清单 的 封面 。 


园林 工程 计量 与 计价 


总 说 明 
工程 名 称 : 某 度假 村 景观 绿化 工程 标 段 : 第 页 共 页 


1 工程 概况 : 度假 村 位 于 多 关 区 ,交通 便利 ， 生 态 园 中 建筑 与 市 政 建设 均 已 完成 。 园 林 绿 化 面积 
约 为 850m ， 整 个 工程 由 圆 形 花坛 、 伞 亭 、 连 坐 花坛 、 花 架 、 八 角 花 坛 以 及 绿地 等 组 成 。 栽 种 的 植物 
主要 有 检 柏 、 垂 柳 、 龙 爪 槐 、 金 银 木 、 珍 珠海 、 月 季 等 。 合 同 工 期 为 60d， 实 际 施工 工期 55d。 

2. 竣工 依据 。 

(1) 施工 合同 、 投 标 文 件 、 招 标 文 件 。 

(2) 竣工 图 、 发 包 人 确认 的 实际 完成 工程 量 和 索赔 及 现场 签证 资料 。 








(3) 省 建设 主管 部 门 颁 发 的 计价 定额 和 计价 管理 办 法 及 相关 计价 文件 。 

(4) 省 工程 造价 管理 机 构 发 布 人 工 费 调整 文件 。 

3. 本 工程 的 合同 价款 198259. 05 元 ， 结 算 价 为 183968. 61 元 。 结 算 价 比 合同 价 节省 14290. 44 元 。 
结算 价 说 明 : 

а) 索赔 及 现场 签证 增加 26000 元; 

(2) 规 费 及 税金 增加 506. 29 元 。 

其 他 略 。 


注 ， 此 为 承包 报 送 竣工 结算 总 说 明 。 





ГДЕ: 某 度假 村 景观 绿化 工程 标 段 : 


ж 
я 
+ 
= 


1. 度假 村 位 于 关 关 区， 交通 便利 生态 园 中 建筑 与 市 政 建设 均 已 完成 : 园林 绿化 面积 约 为 850m ， 
整个 工程 由 圆 形 花坛 、 伞 亭 、 连 坐 花 坛 、 花 架 、 八 角 花 坛 以 及 绿地 等 组 成 。 栽 种 的 植物 主要 有 检 柏 、 
ет, ФЛ, Хай. 金 银 木 、 珍 珠海 、 月 季 等 ; 合同 工期 为 60d， 实 际 施工 工期 55d。 

2， 竣 工 结算 依据 。 

(1) 承包 人 报 送 的 竣工 结算 。 


(2) 施工 合同 、 投 标 文件 、 招 标 文 件 。 

(3) 竣工 图 、 发 包 人 确认 的 实际 完成 工程 量 和 索赔 及 现场 签证 资料 。 
(4) 省 建设 主管 部 门 颁发 的 计价 定额 和 计价 管理 办 法 及 相关 计价 文件 。 
(5) 省 工程 造价 管理 机 构 发 布 人 工 费 调整 文件 。 

З. 核对 情况 说 明 : ОҢ), 

1， 结算 价 分 析 说 明 : (8). 





注 : 此 为 发 包 人 核对 送 竣工 结算 总 说 明 。 
单位 工程 竣工 结算 汇总 表 



































工程 名 称 : 某 生 态 园 景观 绿化 工程 标 段 : 第 页 共 页 
序号 单项 工程 名 称 金额 (元 ) 
1 分 部 分 项 81990. 81 
E. 1 绿化 工程 24664. 52 
E2 园 路 、 园 桥 、 假 山 工 程 20698. 90 
E3 园林 景观 工程 36627. 39 
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( 续 ) 
序号 单项 工程 名 称 金额 (元 ) 
2 措施 项 目 29524.07 
2.1 安全 文明 施工 费 8077. 36 
3 其 他 项 目 46300. 00 
3.1 专业 工程 结算 价 
3.2 计 日 工 22300. 00 
3.3 总 承包 服务 赞 0.00 
3.4 索赔 与 现场 签证 24000. 00 
4 ма 20051. 15 
5 税金 6102. 58 
竣工 结算 总 价 合计 = [1] + [2] + [3] 十 [4] + [5] 183968. 61 
注 ， 如 无 单位 工程 划分 ， 单 项 工程 也 使 用 本 表 汇 总 。 
其 中 : 
计 日 工 表 
ГВ: 某 生态 园 景观 绿化 工程 标 段 : 第 页 共 页 
编号 项 目 名 称 单位 暂 定数 量 综合 单价 合 价 
- 人 工 
1 技工 工 日 50.00 50.00 2500. 00 
小 计 2500. 00 
材料 
1 42. 5 级 普通 水 泥 1 16.00 300. 00 1800. 00 
小 计 1800. 00 
机 械 
1 汽车 起 重 机 20t 台 班 6 2500. 00 15000, 00 
小 计 15000. 00 
Е. 此 表 项 目 名 称 、 数 量 由 招标 人 填写 ， 编 制 招标 控制 价 时 ， 单 价 由 招标 人 按 有 关 计 价 规定 确定 ; 
投标 时 ， 单 价 由 投标 人 自主 报价 ， 计 入 投标 总 价 中 。 
索赔 与 现场 签证 计价 汇总 表 
工程 名 称 : 某 生 态 园 景观 绿化 工程 标 段 : 第 页 共 页 
序号 күзга 计量 单价 数量 | 单价 (元 ) | 合 价 (元 ) 索赔 及 签证 依据 
1 暂停 施工 7500. 00 001 
2 ШЕ АП 座 3 1000 3000. 00 002 
其 他 :〈 略 ) 
本 页 小 计 24000. 00 
合计 24000. 00 














Е. 签证 及 索赔 依据 是 指 经 双方 认可 的 签证 单 和 索赔 依据 的 编号 。 


园 村 工程 计 星 与 计价 


工程 款 支 付 申请 (核准 ) 表 








工程 名 称 : 某 生态 园 景观 绿化 工程 


致 ， XX 公司 


标 段 : 第 页 共 页 


(发 包 人 全 称 ) 














我 方 于 XX 至 XX 期 间 已 完成 了 _ 景 观 绿化 工程 工作 ,根据 施工 合同 的 约定 ， 现 申请 支付 本 期 的 
工程 款额 为 (大 写 ) 参 万 武 任 元 ，( 小 写 )32000 元 ,请 予 核准 。 








名 称 


金额 (元 ) 





累计 已 完成 的 工程 价款 


53000. 00 





累计 以 实际 支付 的 工程 价款 


21000. 00 





本 周期 已 完成 的 工程 价款 


32000. 00 








本 周期 完成 的 计 日 工 金额 





本 周 应 增加 和 扣 减 的 变更 金额 





本 周 应 增加 和 扣 减 的 4 





本 周期 应 抵 扣 的 预计 款 





本 周期 应 减 扣 的 质保 金 





本 周 应 增加 和 减 扣 的 其 他 金额 





本 周期 实际 应 支付 的 工程 价款 








32000.00 














承包 商 ( 章 ): 
承包 人 代表 : 
日 期 : 











监理 工程 师 : 
日 期 : 年 ”月 





复核 意见 ， 

你 方 提出 的 支付 申请 经 复核 ， 本 期 间 已 完成 
工程 款额 为 (大 写 ) 僚 万 趟 任 元 ，( 小 写 )32000 
元 。 本 期 间 应 支付 金额 为 (大 写 ) 僚 万 武人 元 ， 
(小 写 )32000 元。 


造价 工程 师 : 
日 期 : 年 





审核 意见 : 
不 同意 此 项 索赔 。 


加 同意 ， 支 付 时 间 为 本 表 签 发 有 的 15d 内 。 








发 包 人 ( 章 ): 
发 包 人 代表 : 
НЯ: 年 
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费用 索赔 申请 (核准 ) 表 
工程 名 称 : 某 生态 园 景观 绿化 工程 标 段 : 第 页 共 页 


致 : XX 公司 (发 包 人 全 称 ) 

根据 施工 合同 条 款 第 “16 ”条 的 约定 ， 由 于 你 方 工作 需要 原因 ,我 方 要 求索 赔 金 额 (大 写 ) 业 
ЕМНЕ. СУЕ) 7412. 50 元 ， 请 予 核准 。 

附 : 1. 费用 索赔 的 详细 理由 和 依据 : СВО, 

2. 索赔 金额 的 计算 : №. 

3. 证 明 材料 : (现场 监理 工程 师 现场 人 数 确认 )。 

















承包 商 ( 章 ): 
承包 人 代表 : 
НЯ: 





явил. 


复核 意见 : 
根据 施工 合同 16 ЖИРЕ, М 根据 施工 合同 条 款 第 _16 _ 
提出 的 费用 索赔 申 б: 
口 不 同意 此 具体 意见 见 附件 。 
СЛ 同意 此 项 索赔 ， 索 赔 金 额 的 计算 ， 由 造 


条 的 约定 ， 你 方 
出 的 支付 申请 经 复核， 索赔 金额 为 (大 写 ) 数 任 
肆 佰 查 拾 址 元 伍 角 元 ，( 小 写 )7412. 50 元 。 





价 工程 师 复核 。 


监理 王 程 师 : 


造价 工程 师 : 
日 期 年 


日 期 : 年 








审核 意见 
不 同意 此 项 索赔 。 
局 ”同意 此 项 索赔 ， 与 本 期 进度 款 同期 支付 。 








发 包 人 ( 章 ): 
发 包 人 代表 : 
日 期 ; 








Ш. 1. 在 选择 栏 的 “ 口 ”内 做 标示 “И”. 


1. 
2. 本 表 一 式 四 份 ， 由 承包 人 填报 ,发 包 人 、 























监理 人 、 造 价 咨询 人 、 承 包 人 各 存 一 份 。 


园林 工程 计量 与 计价 



































现场 签证 表 
工程 名 称 : 某 生态 园 景观 绿化 工程 标 段 : 第 页 共 页 
施工 单位 XX 建筑 公司 日 期 XX 年 XX 月 XX 日 
Ж. XX 公司 (发 包 人 全 称 ) 
根据 (指令 人 姓名 ) х X 年 XX 月 XX 日 书面 通知 ,我 方 要 求 完 成 此 项 工作 应 支付 价款 金 





额 为 (大 写 ) 僚 什 元 ，( 小 写 )3000 元 ,请 予以 核准 。 
№: 1. 签证 事由 及 原因 : 为 增强 绿化 ， 增 加 3 座 花 池 。 
2. 附 图 及 计算 式 : О), 











承包 商 ( 章 )， 
承包 人 代表 : 
日 期 : 
а 复核 意见 ， 
复核 意见 ， сини | 
о СП ”此 项 签证 按 承包 人 中 标的 计 日 工 单价 计 
Е м я, свои ав 元 ，( 小 写 )_3000 元 。 
不 同意 此 项 索赔 ， 具 体 意见 见 附件 ， i те күс 











此 项 签证 因 无 计 日 工 单价 , 金额 为 (大 写 ) 


мо 同意 此 项 索赔 ,签证 金额 的 计算 * 由 造 г ба 
26. (小写 ) дж. 


价 工程 师 复 核 。 





造价 工程 师 : 


пети БАЛ. 
соте ни 年 月 日 


日 期 : 年 ”月 日 








审核 意见 : 
不 同意 此 项 索赔 。 
м 同意 此 项 索赔 ， 价 款 与 本 期 进度 款 同 期 支付 。 

















желаю, 
发 包 人 代表 ， 
日 期 : 年 月 Н 














注 : 1. 在 选择 栏 的 “ 口 ” 内 做 标示 “、/”。 
2. 本 表 一 式 四 份 ， 由 承包 人 在 收 到 发 包 人 (监理 人 ) 的 口头 或 者 书面 通知 后 填写 ， 发 包 人 、 监 理 
人 、 造 价 咨询 人 、 承 包 人 各 存 一 份 。 
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9.2.1 概述 


Жов 园林 工程 结算 与 竣工 决算 


| 9.2 园林 工程 峻 工 决 算 


园林 绿化 工程 竣工 决算 是 园林 绿化 工程 经 济 效益 的 全 面 反 映 ， 是 项 目 法 人 核定 各 类 新 
增资 产 价值 、 办 理 其 交付 使 用 的 依据 。 通 过 竣工 决算 ， 一 方面 能 够 正确 反映 建设 工程 的 实 
际 造 价 和 投资 结果 ; 另 一 方面 可 以 通过 竣工 决算 与 概算 、 预 算 的 对 比分 析 ， 考 核 投资 控制 
的 工作 成 效 ， 总 结 经 验 教训 ， 积 累 技 术 经 济 方面 的 基础 资料 ， 提 高 未 来 园林 绿化 工程 的 投 














资 效 益 。 





9.2.2 竣工 决算 的 作用 


(1) 竣工 决算 是 综合 、 全 面 地 反映 竣工 项 目 建设 成 果 及 财务 情况 的 总 结 性 文件 。 它 采 


用 货币 指标 、 实 物 数量 、 


建设 到 竣工 为 止 的 全 部 建设 成 果 和 财物 状况 。 


建设 工期 和 种 种 技术 经 济 指标 综合 、 全 面 地 反映 园林 项 目 自 开始 


(2) 竣工 决算 是 办 理 交付 使 用 资产 的 依据 ， 也 是 竣工 -验收 报告 的 重要 组 成 部 分 。 建 


设 单位 与 使 用 单位 在 办 理 


交付 资产 的 验收 交接 手续 时 ， 通 过 竣工 决算 反映 了 支付 使 用 资产 


的 全 部 价值 ， 包 括 同 定 资产 流动 资产 、 无 形 资产 和 其 他 资产 的 价值 。 同 时 ， 它 还 详细 提 


供 了 交付 使 用 资产 的 名 条 


增资 产 价值 并 登记 入 账 的 依据 。 
(3) 竣工 决算 是 分 析 和 检查 设计 概算 的 执行 情况 ， 考 核 投资 效果 的 依据 。 


ks 规格、 数量 、 型 号 和 价值 等 明细 资料 ， 是 施工 单位 确定 各 项 新 











竣工 决算 反映 了 竣工 项 目 计划 、 实 际 的 建设 规模 、 建 设 工期 以 及 设计 和 实际 的 生产 能 





力 ， 反 映 了 概算 总 投资 和 


1 实际 的 建设 成 本 ， 同 时 还 反映 了 所 达到 的 主要 技术 经 济 指标 。 通 





过 对 这 些 指标 计划 数 、 概 算数 与 实际 数 进行 对 比分 析 ， 不 仅 可 以 全 面 掌 握 建设 项 目 计划 和 
概算 执行 情况 ， 而 且 可 以 考核 建设 项 目 投资 效果 ， 为 今后 制定 基建 计划 降低 建设 成 本 ， 提 
高 投资 效果 提供 必要 的 资料 。 


9.2.3 ”竣工 决算 的 内 容 


工程 竣工 决算 是 在 建设 项 目 或 单位 工程 完工 后 ， 由 建设 单位 财务 及 有 关 部 门 ， 以 竣工 


结算 等 资料 为 基础 进行 编制 的 。 











按照 财政 部 、 国 家 发 展 和 改革 委员 会 和 建设 部 的 有 关 文 件 规定 ,竣工 决算 由 竣工 财务 
决算 说 明 书 、 竣 工 决算 报告 说 明 书 、 工 程 竣 工 图 和 工程 竣工 造价 对 比分 析 四 部 分 组 成 ; 前 








两 部 分 又 称 建设 项 目 竣工 财务 决算 ， 是 竣工 决算 的 核心 内 容 。 
1. 竣工 财务 决算 说 明 书 和 竣工 决算 报表 

















(1) 竣工 决算 报告 说 明 书 中 规定 : 资金 来 源 及 运用 等 财务 分 析 主 要 包括 新 增生 产能 力 











патентзънп 


效益 分 析 、 工 程 价款 结算 、 会 计 账 务 的 处 理 、 财 产物 资 情况 及 债权 债务 的 清偿 情况 ， 还 包 
括 工程 概况 、 设 计 概算 和 基本 建设 投资 计划 的 执行 情况 ， 各 项 技术 经 济 指标 完成 情况 ， 各 
项 拨款 的 使 用 情况 ， 建 设 工期 、 建 设 成 本 和 投资 效果 分 析 ， 以 及 建设 过 程 中 的 主要 经 验 、 


问题 和 各 项 建议 等 内 容 。 


( 
































2) 竣工 决算 报表 。 竣 工 决算 报表 按 工 程 规模 ， 一 般 将 其 分 为 大 中 型 和 小 型 项 目 两 





种 。 大、 中 型 建设 项 目 竣工 决算 报表 包括 : 建设 项 目 竣 工 财务 决算 审批 表 ; @ 大 、 中 型 
建设 项 目 概况 表 ; @@ 大 、 中 型 建设 项 目 竣工 财务 决算 表 ; @ 大 、 中 型 建设 项 目 交 付 使 用 资 
产 总 表 。 小 型 建设 项 目 竣工 决算 报表 包括 : 中 建设 项 目 竣工 财务 决算 审批 表 ， 四 竣工 财务 
决算 总 表 ; 四 建设 项 目 交付 使 用 资金 明细 表 。 表 格 的 详细 内 容 及 具体 做 法 按 地 方 基 建 主管 


























部 门 规定 填 表 。 





中 ， 竣 工 工程 概况 表 和 大 中 型 建设 项 目 竣工 财务 决算 表 的 要 求 如 下 。 





( 











) 建设 项 目 竣工 财务 决算 审批 表 见 表 9. 5。 该 表 作为 竣工 决算 上 报 有 关 部 门 审批 时 使 














用 ， 
( 





其 格式 按照 中 央 级 小 型 项 目 审批 要 求 设 计 的 ， 地 方 级 项 目 可 按 审批 要 求 做 适当 修改 。 


2) 竣工 工程 概况 表 见 表 9. 6。 该 表 综合 反映 大 、 中 型 建设 项 目的 基本 概况 ， 内 容 包 








括 该 项 目 总 投资 、 建 设 起止 时 间 、 新 增生 产能 力 、 主 要 材料 消耗 、 建 设 成 本 、 完 成 主要 工 
程 量 和 主要 技术 经 济 指标 及 基本 建设 支出 情况 ， 为 全 面 考 核 和 分 析 投资 效果 提供 依据 。 


( 


3) 大 中 型 建设 项 目 竣工 财务 决算 表 见 表 9:7。 该 表 反 映 竣 工 的 大 中 型 建设 项 目 从 开 





工 到 竣工 为 止 全 部 资金 来 源 和 资金 运用 的 情况 ， 它 是 考核 和 分 析 投 资 效果 ， 落 实 结余 资 


金 ,于 


-作为 报告 上 级 核 销 基本 建设 支出 和 基本 建设 拨款 的 依据 。 在 编制 该 表 前 ， 应 先 编制 





出 项 目 竣工 年 度 财务 决算 ， 根 据 编制 出 的 竣工 年 度 财务 决算 和 历年 财务 决算 编制 项 目的 竣 
工 财务 决算 。 此 表 采 用 平衡 表 形式 ， 即 资金 来 源 合 计 等 于 资金 支出 合计 。 








表 9.5 建设 项 目 竣 工 财务 决算 审批 表 























建设 项 目 法 人 (建设 单位 ) 建设 性 质 
建设 项 目 名 称 主要 部 门 
开户 银行 意见 : 
С) 
年 月 日 
专员 办 审批 意见 : 
СВО 
年 月 日 
主管 部 门 或 地 方 财政 部 门 审批 意见 : 
( 盖 章 ) 
年 月 日 
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Шай 园林 工程 结算 与 竣工 决算 


表 9.6 大 、 中 型 建设 项 目 竣工 工程 概况 表 






































建设 项 目 т + 
(单项 工 не ща | 概算 зи 
程 ) 名 称 标 
主要 设计 主要 施 建筑 安装 
单位 工 企业 тї 
计划 | 实际 设计 实际 
设备 、 工 具 
固定 | 流动 | 固定 | 流动 Зи 
总 投资 | 资产 | 资产 | 资产 | 资产 
了 аб ие Ш аа 
基建 | 待 排 投资 其 
支出 | 中 : 建设 单 
位 管理 费 
лета _ 
ДЕ 实际 其 他 投 次 
新 增生 产 | 名 称 
能 力 待 核 销 基 
建 支出 











韭 经 营 项 目 


建设 起 、 止 设计 从 年 月 开工 至 年 月 竣工 




























































































转 出 投资 
时 间 
实际 从 、 年 “月 开工 至 年 月 竣工 合计 
ee 名 称 | 单位 | 概算 | 实际 
ЖЕ 主要 
材料 | 钢材 | 1 
‚лын 设备 ( 台 、 套 、 消耗 | 木材 | тг 
完成 主要 ош? ята 
工程 量 - йе 1 
设计 | 实际 主要 
技术 
工程 内 容 投资 额 完成 时 间 经 济 
收尾 工程 指标 
表 9.7 大 、 中 型 建设 项 目 竣工 财务 决算 表 单位 : 元 
资金 来 源 金额 资金 占用 金额 补充 资料 
一 、 基 建 拨款 一 、 基 本 建设 支出 1. 基建 投资 借款 期 未 余额 
1. 预算 拨款 1. 交付 使 用 资产 2. 应 收 生产 单位 投资 借款 
2. 基建 基金 拨款 2. жета 期 末 余 额 
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ыенен 
















































































(2) 

资金 来 源 金额 资金 占用 金额 补充 资料 
3 Ия ат 3 基建 结余 资产 
4. 器 材 转账 拨款 4. 非 经 营 项 目 转 出 投资 
5. 煤 代 油 专 用 基金 拔 款 ныды р 

借款 

ите =. ТО 
7. 其 他 拨款 四 、 器 材 
二 、 项 目 资本 金 其 中 : 待 处 理 器 材 损失 
1 国家 次 本 1. ИШЕ 
2. 法 人 资本 六 、 预 付 及 应 收 款 
з. 个 人 次 本 七 、 有 价 证 关 
三 、 项 目 资本 公积金 八 、 固 定 资产 
站、 基建 借款 ЕТТ 
五 БАНК ма ИТН 
六 、 企 业 债券 资金 国定 次 产值 
Е. РБ ЗЕН ТҮ 
ӨГ ТҮТТҮ 
д. Жк 
1. 未 交 税金 
2. 未 交 基建 收入 
з. ЖЕ 
1. 其 他 未 交 款 
Е. 上 级 投入 资金 
二 一、 留成 收入 

侣 计 а 计 

















基建 结余 资金 二 基建 拨款 十 项 目 资本 十 项 目 资本 公积金 十 基建 投资 借款 十 企业 债券 基 
金 十 待 冲 基建 支出 一 基本 建设 支出 一 应 收 生产 单位 投资 借款 。 
2. 支付 使 用 资产 表 


(1) 大 、 中 型 建设 项 目 交付 使 用 资产 总 表 见 表 9. 8。 该 表 反 映 建设 项 目 建成 后 新 增 固定 
资产 、 流 动 资产 、 无 形 资产 和 其 他 资产 价值 的 情况 和 价值 ， 作 为 财产 交接 、 检 查 投资 计划 完 
成 情况 和 分 析 投 资 效果 的 依据 。 小 型 项 目 不 编 制 交 付 使 用 资产 总 表 ， 直 接 编制 交付 使 用 资产 
明细 表 ; 大 、 中 型 项 目 在 编制 交付 使 用 资产 总 表 的 同时 ， 还 需 编制 交付 使 用 资产 明细 表 。 

(2) 建设 项 目 交 付 使 用 资产 明细 表 见 表 9. 9。 该 表 反 映 交 付 使 用 的 固定 资产 、 流 动 资 
产 、 无 形 资产 和 其 他 资产 及 其 价值 的 明细 情况 ， 是 办 理 资 产 交接 的 依据 和 接收 单位 登记 资 
产 账 目的 依据 ， 是 使 用 单位 建立 资产 明细 账 和 登记 新 增资 产 价值 的 依据 。 大 、 中 型 和 小 型 
建设 项 目 均 需 编制 此 表 。 编 制 时 要 做 到 齐全 完整 ， 数 字 准 确 ， 各 栏目 价值 应 与 会 计 账 目 中 
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第 9 音 ” 园林 工程 结算 与 竣工 决算 


相应 科目 的 数据 保持 一 致 。 

#9.8 ”大 、 中 型 建设 项 目 交付 使 用 资产 总 表 单位 : 元 
单项 工程 固定 资产 流动 资产 | 无 形 资产 | 其 他 资产 
项 目 名 称 ”| ”| 建筑 工程 | 安装 工程 | 设备 | 其 他 | 合计 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 












































支付 单位 盖 章 年 月 日 接受 单位 盖 章 ”年 月 日 
表 9.9 建设 项 目 交付 使 用 资产 明细 表 
建筑 工程 设备 、 工 具 、 器 具 、 家 具 流动 资产 | 无 形 资产 | 其 他 资产 





单位 工 


程 项 目 я 设备 
称 | 结构 | 各 тн | 单位 | 数量 | 价值 | 安装 жы Ио РР Да 
名 称 (пе) | (元 ) | 型 号 (元 ) вл) (元 ) (元 ) (元 ) 

















合计 



































支付 单位 盖 章 年 月 日 接收 单位 Н 

(3) 小 型 建设 项 目 竣工 财务 决算 总 表 见 表 9. 10。 由 于 小 型 建设 项 目 内 容 比较 简单 ， 因 
此 可 将 工程 概况 与 财务 情况 合并 编制 一 张 竣 工 财务 决算 总 表 ， 该 表 主 要 反映 小 型 建设 项 目 
的 全 部 工程 和 财务 情况 。 

















表 9. 0 小 型 建设 项 目 竣工 财务 决算 总 表 


























建设 项 目 名 称 建设 地 址 资金 来 源 资金 运用 
初步 设计 жн | М | жн | 29 
概算 批准 ща (元 ) (元 ) 
文 号 
一 、 交 付 
НЕ 计划 实际 |же 使 用 资产 
款 , 其 
中 预算 挨 
固定 | 流动 | 固定 | 流动 Ж 人 
па | 资产 | 资金 | 资产 | 资金 т 
占 地 面积 次 
(万 元 ) =. 项 目 
资本 三 、 非 经 
营 项 目 转 
=, Н ра 
ЖА 出 投 次 
пе 












































315 


园 村 工程 计 星 与 计价 



















































































( 续 ) 
建设 项 目 名 称 建设 地 址 资金 来 源 资金 运用 
能 力 ( 效 | ты | м. жа 
益 ) 名 称 | 。 设计 实际 | 借款 四 、 应 收 
新 增生 产能 力 生产 单位 
五 、 上 级 投资 借款 
所 入 借款 
五 、 拨付 
, 从 ”年 ”月 开工 |х. 企业 Т 
计划 至 = лет | 债券 资金 ше 
建设 起 止 时 间 йш 
н 从 ”年 ”月 开工 | 
со ж ж 月 竣工 | 基建 支出 Ж, жи 
ЖН 概算 | 实际 | 八 、 应 人 已、 货币 
2 (元 ) (元 ) | % 资金 
ep 八 、 预 付 
建筑 安装 工程 九 、 未 人 及 应 收 款 
款 其 中 ， 
未 交 基建 九 、 有 价 
设备 、 工具、 器具 па 
交 包干 收 
入 г, ИЖ 
基建 支出 ЕВЕ 固定 资产 
其 中 ;建设 
单位 管理 费 Е, Е 
拨 入 资金 
其 他 投资 Га В 
ааа 成 收入 
待 核 销 基建 支出 
HE 经 营 性 项 目 转 出 投资 
合计 合计 合计 








3. 工程 竣工 图 


ка 
ПОЕТ, ан, ща 
新 建 、 扩 建 、 改 建 的 基本 建设 工程 ， 特 别 是 基础 、 地 下 建筑 、 
潜 口 、 水 坝 以 及 设备 安装 等 隐蔽 部 位 ， 都 要 编制 竣工 图 。 编 制 各 种 竣工 图 ， 必 须 在 
P( 不 能 在 竣工 后 )， 及 时 做 好 隐蔽 工程 记录 ,整理 好 设计 变更 文件 ， 确 保 竣 工 图 
据 相 关 规 定 ， 竣 工 图 有 以 下 几 种 情况 。 























E 设 竣工 图 是 真实 地 记录 各 种 地 下 地 上 建筑 物 、 构 筑 物 等 情况 的 技术 文件 ， 是 对 


E、 扩 建 的 依据 ， 是 国家 的 重要 技术 档案 。 国 家 规定 : 各 项 


管线 、 结 构 、 井 埠 、 桥 梁 、 








а) 凡 按 图 施工 没有 变动 的 ， 由 施工 单位 (包括 总 包 和 分 包 施工 单位 ， 下 同 ) 在 原 施工 
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图 上 加 盖 “ 竣 工 图 ” 
(2) 凡 在 施 ] 

的 ， 可 不 重新 给 

以 设计 变更 通知 单 





(3) 凡 结 构 形 式 改变 、 





十 


宜 再 在 原 施工 
设计 单位 负责 重新 
造成 的 ， 由 建设 单 
图 ”标志 并 附 以 有 

(4) 村 
一 整理 归档 ， 

竣工 









































并 在 


Ы, 


外 大 的 改建 、 


图 一 定 要 与 


第 9 音 ” 园林 工程 结算 与 竣工 决算 


标志 后 ， 即 作为 竣工 图 。 


[中 ， 虽 有 一 般 性 设计 变更 , 但 能 将 原 施工 图 加 以 修改 补充 作为 竣工 图 
) 上 注 明 修改 的 部 分 ， 
图 ”标志 后 ， 即 作为 竣工 图 。 

项 目 改 变 以 及 有 其 他 
应 重新 绘制 改变 后 的 竣工 图 。 由 于 设计 原因 
А; 














施工 单位 负责 在 原 施工 图 (必须 是 新 蓝图 
和 施工 说 明 ， 加 盖 “ 竣 工 
工艺 改变 。 4 
-修改 、 补 充 者 ， 
绘图 ; 由 于 施工 原因 造成 的 ， 由 施工 单位 负责 如 
位 自行 绘图 或 委托 设计 单位 绘 
关 记 录 和 说 明 ， 作 为 竣工 图 。 
扩建 工程 涉及 原 有 工程 项 目 变更 时 ， 
原 图 案卷 增补 必要 的 说 明 。 

实际 情况 相符 ， 保 证 图 纸 质量 ， 








F 面 布置 改变 、 





























做 到 规格 统一 、 


图 。 施 工 单位 负责 在 新 


应 将 相关 项 目 





ЖН 


ш! 


ХИ ЛЕ, № 
造成 的 ， 上 
于 其 他 原因 
“竣工 






































上 加 羡 








图 


的 竣工 图 资料 统 





图 面 整洁 、 字 迹 清 











楚 ， 不 得 月 





圆珠笔 








或 其 他 易于 褪色 的 墨水 绘制 。 





签字 。 


4. 工程 造价 对 比分 析 


控制 
训 。 批 准 
后 将 建设 工程 费 、 
和 相关 资料 及 批准 
造价 是 节约 还 是 超 
因 ， 提 | 





(1) 
(2) 
超 概 算 
(3) 


4 消耗 量 ， 


间接 费 的 取 费 标准 要 按照 国家 和 各 地 的 有 关 规 定 ， 根 据 竣 工 决算 报表 中 所 列 的 建设 单位 


是 否 多 


理 费 与 概 预算 所 列 
项 目 ， 确 定 其 节约 





出 改进 措施 。 
主要 实物 了 
主要 材料 消耗 量 。 


[ 程 造价 所 采取 的 措施 、 效 果 及 其 动态 的 变化 需要 进行 认真 的 对 
的 概算 是 考核 建设 工程 造价 的 依据 。- 在 分 析 时 ， 可 先 对 比 整个 项 目的 总 概算 ， 然 
设备 及 工 器 具 费 和 其 他 工程 费用 逐一 与 竣工 决算 表 中 所 


的 概算 、 预 算 指标 ,实际 的 工程 造价 进行 对 比分 析 ， 
36. 并 在 对 比 的 基础 上 ， 总 结 
在 实际 的 工作 中 ， 应 主要 分 析 以 下 内 容 。 

в, 对 于 实物 工程 量 出 入 比较 大 的 情况 ， 
考核 主要 材料 消耗 量 ， 要 按照 竣工 决算 表 
查 明 是 在 工程 的 哪个 环节 超出 量 最 大 ， 


考核 建设 单位 管理 费 、 措 施 费 和 间接 费 的 取 费 标准 。 建 设 单位 


竣工 图 要 经 承担 施工 


先进 经 验 ， 找 出 节约 和 


Р ЕШ 


再 进一步 查 明 超 耗 的 原因 。 


的 技术 负责 人 审核 


结 经 3 


比 ， 总 结 经 验 教 
提供 的 实际 数据 
以 确定 竣工 项 目 总 
超支 的 内 容 和 原 





原因 。 


所 列 明 的 材料 实际 


管理 费 、 措 施 费 大 








的 建设 单位 管理 费 数 额 进行 比较 ， 依 据 规定 查 明 
超支 的 数额 ， 并 查 明 原因 。 


9.2.4 园林 工程 竣工 决算 编制 步 又 


按照 财政 部 印 
步骤 如 下 。 

(1) 收集 、 
理 有 关 资 料 ， 
件 、 工 程 结算 的 归 
账 、 账 证 、 账 实 、 
№. УЕ, 





或 


整理 、 分 析 原 始 资料 。 


管 


用 














列 或 少 列 的 费 








发 的 关于 《基本 到 








从 工程 开 





集 整理 、 
账 表 相 
按照 国 








家 有 关 规 定 处 理 ， 不 准 任 意 侵 占 和 挪用 。 


E 设 财务 管理 若干 规定 》 的 通知 要 求 ， 


始 就 按 编 制 依据 的 要 求 ， 收 集 、 
主要 包括 工程 档案 资料 ， 如 设计 文件 、 施 工 记录 、 上 级 批文 、 概 ( 预 ) 算 文 
财务 处 理 、 财 产物 资 的 盘点 核实 及 债权 债 
符 。 对 各 种 设备 、 材 料 、 工 具 、 器 具 等 要 逐 项 盘点 核实 并 填 列 清 


竣工 决算 的 编制 


务 的 清偿 ， 做 到 账 


(2) 对照、 核实 工程 变动 情况 ， 重 新 核实 各 单位 工程 、 单 项 工程 造价 。 将 竣工 资料 与 原 
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агана 


设计 图 纸 进 行 查 对 、 核 实 ， 必 要 时 可 实地 测量 ,确认 实际 变更 情况 ;根据 经 审定 的 施工 单位 
竣工 结算 等 原始 资料 ， 按 照 有 关 规 定 对 原 概 ( 预 ) 算 进行 增 减 调整 ， 重 新 核定 工程 造价 。 

(3) 将 核实 后 的 待 挫 投资 、 设 备 工 器 具 投 资 、 建 筑 安装 工程 投资 、 工 程 建设 其 他 投资 
严格 划分 和 核定 后 ,分别 计 和 相应 的 建设 成 本 栏目 内 。 

(4) 编制 竣工 财务 决算 说 明 书 ， 力 求 内 容 全 面 、 简 明 扼要 、 文 字 流畅 、 说 明 问题 。 

(5) 填报 竣工 财务 决算 报表 。 

(6) 作 好 工程 造价 对 比分 析 。 

(7) 消 理 、 装 订 好 竣工 图 。 

(8) 按 国家 规定 上 报 、 审 批 、 存 档 。 
































习 题 

一 、 填 空 题 

1. 工程 价款 的 常用 结算 方式 有 х 及 3 种 。 

2. 园林 工程 竣工 结算 计价 形式 与 建筑 安装 工程 承包 合同 计价 方式 一 样 ， 根 据 计 价 方 
式 的 不 同 ， 一 般 情况 可 以 分 为 З 种 类 型 ， 即 、 和 

З. 竣工 决算 的 内 容 包括 竣工 财务 决算 说 明 书 、 ЖТ. 
程 造价 对 比分 析 4 个 部 分 。 

4. 竣工 财务 决算 主要 包括 及 两 部 分 。 

二 、 选 择 题 


1. 工程 竣工 验收 报告 经 发 包 人 认可 后 ( ) 内 ， 承 包 人 向 发 包 人 递交 竣工 结算 报告 
及 完整 的 结算 资料 ,， 按 双方 约定 进行 竣工 结算 。 


А 14 天 B. 7 天 с. зож р. 28 天 
2， 某 工程 工期 为 3 个 月 ， 承 包 合同 价 为 90 万 元 ， 工 程 结算 适宜 采用 ( 0000720, 
А 按 月 结算 В. 竣工 后 一 次 结算 C. 分 段 结 算 D. 分 部 结算 


3. 某 园林 绿化 工程 ， 预 计 工期 为 5 ТЯ, 土建 合同 价款 为 50 万 元 ,该 工程 采 
НС  ) 方 式 较为 合理 。 
























































A. 按 月 结算 B. 按 目标 价款 结算 
С. 实际 价格 调整 法 结算 D. 竣工 后 一 次 结算 
4. 根据 《建设 工程 施工 合同 (示范 文本 )》， 下 列 有 关 工 程 预付 款 的 叙述 中 ， 正 确 的 
是 ( )., 
А. 工程 预付 款 主 要 用 于 采购 建材 、 招 募 工 人 和 租赁 设备 
В. 建筑 工程 的 预付 款额 度 一 般 不 超过 当年 建筑 工程 量 的 30% 
С. 安装 工程 的 预付 款额 度 一 般 不 超过 当年 建筑 工程 量 的 15% 
D. 工程 预付 款 的 预付 时 间 应 不 迟 于 约定 的 开工 日 期 前 7 天 
Е 承 发 包 双方 应 在 专用 条 款 内 约定 发 包 人 向 承包 人 预付 工程 款 的 时 间 和 额度 
5. 已 知 某 单 项 工程 预付 备料 款 为 150 万 元 ， 主 要 材料 在 合同 价款 中 所 占 的 比重 为 
75%， 若 该 工程 合同 总 价 为 1000 万 元 ， 且 各 月 完成 工程 量 见 表 9. 11， 则 预付 备料 款 应 
从 ( ) 扣 起 。 
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#9а 园林 工程 结算 与 竣工 决算 


表 9.11 某 工程 各 月 完成 工程 量 





























月 份 1 2 3 4 5 
тїш (т?) 500 1000 1500 1500 500 
合同 价 (万 元 ) 100 200 300 300 100 
A. 4 月 В. 5 月 G ЗН D. 2 月 
6. 根据 《建设 工程 价款 结算 暂行 办 法 》， 下 列 关于 进度 款 支 付 的 表述 ， 正 确 的 
是 ( Ds 


A. 发 包 人 应 自 收 到 承包 人 提交 的 已 完工 程 量 报告 之 日 起 21 天 内 核实 
В. 发 包 人 应 在 核实 工程 量 报告 前 2 天 通知 承包 人 ， 由 承包 人 提供 条 件 并 派 人 参加 
с 根据 确定 的 工程 计量 结果 ， 发 包 人 应 再 行 支付 工程 进度 款 
г. 发 包 人 支付 的 工程 进度 款 ， 应 不 低 于 工程 价款 的 60%， 不 高 于 工程 价款 的 90% 
7. 当 工程 量 清单 项 目 中 工程 量 的 变化 幅度 在 ) 以 外 ， 且 其 影响 分 部 分 项 工程 费 
超过 ( ””) 时 ,其 综合 单价 以 及 对 应 的 措施 为 (如 有 3) 均 应 作 调整 。 


А. 1%, 0.5% Bi-5%, 0.1% 
С. 10%, 0.1% р. 10%, 1% 


8. 某 园林 工程 项 目 合同 约定 采用 价格 指数 进行 结算 价格 差额 调整 ,合同 价 为 50 万 
元 ， 并 约定 合同 价 的 70% 为 可 调 部 分 ;可 调 部 分 中 ,大 工 费 占 4506, МЖН 4570, И 
余 占 10%。 结 算 时 ， 仅 人 工 费 价格 指数 增长 了 19% 而 其 他 未 发 生变 化 。 则 该 工程 项 目 
应 结算 的 工程 价款 为 ( О 

A. 51.01 B. 51.58 C. 52.25 D. 52.75 

9. 车 工程 竣工 结算 报告 金额 为 4800 万 元 ， 则 发 包 人 应 从 收 到 竣工 结算 报告 和 完整 计 

算 资料 之 日 起 ( ” ”) 天 内 核对 并 提出 审核 意见 。 
A. 30 B. 45 C. 60 D. 20 

10. 某 建 设 项 目 ， 基 建 拨款 为 2000 万 元 , 项目 资金 为 2000 万 元 ,项目 资本 公积金 
200 万 元 ， 基 建 投资 借款 1000 万 元 ， 待 冲 基建 支出 400 Лос, 应 收 生产 单位 投资 借款 
1000 万 元 ， 基 本 建设 支出 3300 万 元 ， 则 基建 结余 资金 为 ( ) 万 元 。 
А. 400 В. 900 С. 1400 Р. 1900 
、 思 考题 
工程 竣工 结算 和 工程 竣工 决算 的 区 别 是 什么 ? 
工程 价款 的 动态 结算 方法 包括 哪些 ? 
. 简 述 工程 进度 款 的 结算 方式 与 拨付 。 
. 园林 工程 竣工 结算 、 竣 工 决算 编制 的 原则 和 依据 是 什么 ? 
. 谈 谈 如 何 利用 增 减 费用 法 编制 竣工 结算 。 

四 、 案 例 分 析 

某 工程 项 目 业主 通过 工程 量 清单 招标 方式 确定 某 投标 人 为 中 标 人 ， 并 与 其 签订 了 工程 
承包 合同 ， 工 期 4 个 月 。 有 关 工 程 价 款 条 款 如 下 。 

(1) 分 项 工程 清单 中 含有 两 个 分 项 工程 ， 工 程 量 分 别 为 甲 项 2300m， 乙 项 3200т?, 
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清单 报价 中 甲 项 综合 单价 为 180 元 /ms ， 乙 项 综合 单价 为 160 元 /ms 。 当 每 一 分 项 工程 实 
际 工程 量 超过 (减少 ) 清 单 工程 量 的 10% 以 上 时 ， 应 进行 调价 ， 调 价 系数 为 0. 9(1. 08) 。 
(2) 措施 项 目 清单 中 包括 : 环保 、 安 全 与 文明 施工 等 全 工地 性 综合 措施 费用 8 万 
元 ; @ 模 板 与 脚手架 等 与 分 项 工程 作业 相关 的 措施 费用 10 万 元 。 
(3) 其 他 项 目 清 单 中 仅 含 暂 列 金额 3 万 元 。 
(4) 规 费 综合 费 率 З. 31 % (以 分 部 分 项 清单 、 措 施 费 清单 、 其 他 项 目 清单 为 基数 )， 税 
金 率 3.47%。 
有 关 付款 条 款 如 下 。 
а) 材料 预付 款 为 分 项 工程 合同 价 的 20% ， 于 开工 前 支付 ， 在 最 后 两 个 月 平均 扣除 。 
(2) 措施 项 目 中 ,全 工地 性 综合 措施 费用 于 开工 前 全 额 支付 ， 与 分 项 工程 作业 相关 的 
措施 费用 于 开工 前 和 开工 后 第 2 月 末 分 两 次 平均 支付 。 措 施 项 目 费 用 不 予 调整 。 
(3) 其 他 项 目 费用 于 竣工 月 结算 。 
(4) 业主 从 每 次 承包 商 的 分 项 工程 款 中 ， 按 5% 的 比例 扣留 质量 保证 金 。 
(5) 造价 工程 师 每 月 签发 付款 凭证 最 低 金额 为 25 Лос. 
承包 商 每 月 实际 完成 并 经 签证 确认 的 工程 量 见 表 9. 12. 
































































































































表 9.12 承包 商 每 月 实际 完成 工作 量 单位 :mm 
| 月 份 1 2 3 4 
项 目 
甲 项 500 800 800 600 
乙 项 700 900 800 600 
问题 ; 
1. 工程 预计 合同 总 价 为 多 少 ? 材料 预付 款 是 多 少 ? 首次 支付 措施 费 是 多 少 ? 


2. 每 月 工程 量 价款 是 多 少 ? 造价 工程 师 应 签证 的 每 月 工程 款 是 多 少 ? 实际 应 签发 的 
每 月 付款 凭证 金额 是 多 少 ? 
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园林 工程 计价 软件 的 应 用 


随 着 行业 的 发 展 ， 园 林 工 程 预算 从 过 去 的 人 工 方 式 向 自动 化 转变 。 传 统 的 繁重 计算 、 
查询 任务 常常 数量 巨大 ， 而 计算 机 的 推广 和 运用 使 这 一 情况 得 到 了 根本 改变 ， 由 此 园林 工 
程 预算 变 得 更 精 、 更 准 、 更 快 。 
вены ) 


一 乡 


1 了 解 当 前 主流 的 园林 工程 造价 软件 。 
2. 掌握 园林 工程 造价 软件 的 操作 流程 。 
3. 能 使 用 软件 完成 园林 工程 计量 与 计价 。 


а `\ 
О мевж ) 





知识 要 点 能 力 要求 相关 知识 
(1) 熟悉 广 联 达 GBQ4.0 软件 的 操作 步骤 
广 联 达 GBQ4.0 (2) 掌握 使 用 软件 完成 工程 实务 的 程序 和 其 他 园林 工程 计价 软件 





软件 工程 量 清 | 祁 和 用 软件 编制 园林 工程 工程 量 清单 














单 的 编制 
软件 工程 量 清 | 能 使 用 软件 进行 国 林 工 程 工程 量 清单 | 综合 单价 分 析 表 
单 计价 计价 分 部 分 项 工程 计价 表 
价差 调整 能 使 用 软件 对 工程 价差 进行 调整 па 
= 定额 基价 





ДА 基本 概念 


清单 库 : 一 般 是 用 来 做 投标 书 的 时 候 使 用 ， 它 只 按 独立 工序 划分 的 ， 只 含 数量 、 不 含 
单价 。 

定额 库 : 在 清单 基础 或 直接 组 价 后 对 工程 子 目的 单价 、 数 量 、 合 价 的 组 合 确认 。 

子 目 单价 取 费 : 由 子 目 单价 通过 取 费 得 出 子 目 综合 单价 (包括 管理 费 、 利 润 等 )， 子 目 

es 将 子 目 综合 单价 乘 以 子 目 工程 量 得 出 子 目的 综合 合 价 ， 子 

目 综合 合 价 相 加 得 出 清单 综合 合 价 

лая, 由 于 目 单价 得 出 清单 单价 ， жт өере. 利润 
等 ) 得 出 清单 综合 单价 ， 后 由 清单 综合 单价 乘 以 工程 量 得 出 清单 综合 合 价 
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计价 软件 的 广泛 应 用 


新 技术 的 出 现 与 迅速 发 展 ， 渗 透 到 人 们 生活 和 工作 的 所 有 领域 ， 并 促进 了 信息 的 交流 和 发 展 
计算 机 技术 更 是 日 新 月 异 ， 计 算 机 、 网 络 已 成 为 不 可 缺少 的 一 部 分 。 工 程 造价 作为 贯穿 项 目 投资 决 
策 阶段 、 设 计 方案 优选 阶段 、 招 投标 阶段 、 施 工 阶段 、 结 算 及 审核 阶段 的 一 条 主线 ， 起 着 举足轻重 
的 作用 ， 

长 久 以 来 ,工程 预算 软件 应 用 广泛 ,使 更 多 的 工作 人 员 从 繁杂 的 工作 中 解放 出 来 ， 体 会 新 技术 变革 
带 来 的 高 效 与 喜悦 。 

目前 常用 的 园林 预算 软件 主要 有 “ 品 若 胜 算 ”" “神机妙算 ”“ 广 联 达 ”、“ 广 达 ” 等 。 软 件 开发 公司 
有 北京 广 联 达 软件 技术 有 限 公 司 、 武 汉文 海 系统 集成 有 限 公司 、 上 海 鲁班 软件 有 限 公 司 、 河 北 奔腾 计算 
机 技术 有 限 公司 等 。 这 些 产品 的 应 用 ， 基 本 上 解决 了 我 国 目前 概 预 算 编制 和 审核 、 统 计 报表 以 及 施工 过 
程 中 的 工程 结算 编制 问题 。 

按照 内 容 和 计算 方法 的 不 同 ， 工 程 预算 软件 一 般 分 为 图 形 算 量 软件 、 钢 筋 算 量 软件 和 定额 、 清 单 计 
价 软件 3 种 。 

(1) 图 形 算 量 软件 是 以 绘制 工程 简 图 的 形式 ,输入 建筑 图 、 结 构图 ， 自 动 计算 工程 量 ， 同时 自动 
套用 定额 和 相关 子 目 ， 并 生成 各 种 工程 量 报 表 的 系统 。 此 类 软件 有 着 强大 的 绘图 功能 ， 可 以 将 定额 项 
目 和 工程 量 直接 导出 到 计价 软件 ， 工 作 效 率 高 ,计算 准确 ， 极 大 程度 地 减轻 手工 计算 工程 量 的 工作 
负担 。 

(2) 钢筋 算 量 软件 是 根据 现行 建筑 结构 施工 图 的 特点 和 结 烙 烙 件 钢 筋 计算 的 特点 而 研制 的 系统 。 在 
结构 构件 图 标 上 可 直接 录入 原始 数据 ,形象 直观 ， 可 实现 钢筋 计算 的 自动 化 与 标准 化 

(3) 定额 、 清 单 计 价 软件 是 用 以 编制 建筑 工程 、 安 装 工程 、 市 政工 程 、 装 饰 工程 、 房 修 工 程 、 园 林 
工程 等 各 专业 工程 量 清单 计价 和 定额 计价 两 种 形式 的 造 剧 文件 系统 。 





| 10. 1 园林 工程 计价 软件 清单 计价 法 操作 流程 


10.1.1 广 联 达 预算 软件 


GBQ4. 0 是 北京 广 联 达 软 件 技术 有 限 公 司 推出 的 融 计价 、 招 标 管理 、 投 标 管理 于 一 体 
的 全 新 计价 软件 ， 旨 在 帮助 工程 造价 人 员 解 决 电子 招 投标 环境 下 的 工程 计价 、 招 投标 业务 
问题 ， 使 计价 更 高 效 、 招 标 更 便捷 、 投 标 更 安全 。 

软件 分 为 预算 、 统 计 、 洽 商 、 结 算 、 审 核 5 个 功能 模块 ， 具 备 多 文档 操作 功能 ， 可 
以 同时 打开 多 个 预算 文件 ， 各 文件 间 可 以 通过 鼠标 拖 动 复制 子 目 ， 实 现 数据 共享 、 交 
换 , 减轻 数据 输入 量 。 系 统 可 提供 标准 换算 、 自 动 换算 、 类 别 换算 等 功能 ， 还 可 直接 修 
改 人 材 机 单价 ， 系 统 自动 反 算 人 材 机 量 。 在 服务 器 上 或 在 任 一 工作 站 上 安装 本 软件 ， 客 
户 端 设置 加 密 锁 主机 ， 服 务 端 启动 服务 程序 后 ， 即 可 通过 网 络 使 用 。 针 对 造价 改革 ,本 
软件 提供 按 市 场 价 重 组 子 目 单价 与 子 目 综合 单价 的 功能 。 输 入 子 目 ， 本 软件 可 以 实时 汇 
总 分 部 、 预 算 书 、 工 料 分 析 、 费 用 。GBQ4. 0 还 提供 多 套图 集 ， 可 针对 不 同 定额 ， 整 理 
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常用 门窗 、 预 制 构件 、 装 修 做 法 等 。 直 接 输入 或 选择 图 集 代 号 ， 便 可 自动 查 套子 目 和 套 























定额 。 





本 章 详细 介绍 此 软件 的 运用 。 





10.1.2 利用 预算 软件 编制 工程 量 清单 及 报价 








投标 人 利用 / 





“ 联 达 计 价 软件 GBQ4. 0 编制 工程 量 清单 的 基本 步 又 如 下 。 


Ф 新 建 投标 项 目 。 
@ 编制 单位 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 ， 包括 套 定额 子 目 、 输 入 子 目 工程 量 、 子 








目 换算 、 设 置 单 价 构成 。 





@ 编制 措施 项 目 清 单 计 价 ， 包 括 计算 公式 组 价 、 定 额 组 价 、 实 物 量 组 价 、 可 


施 4 种 方式 。 


@ 编制 其 他 项 目 清单 计价 。 





© 人 材 机 汇 


总 ， 包 括 调整 人 材 机 价格 ,设置 甲 供 材料 设备 。 








© 查看 单位 
@ 查看 报表 
@ 汇总 项 目 





[ 程 费用 汇总 ， 包 括 调整 计价 程序 ,工程 造价 调整 。 








о 


总 价 ， 包 括 查看 项 目 总 价 ， 调 整 项 目 总 价 。 


计量 措 


© 生成 电子 标书 ， 包 括 符合 性 检查 :投标 书 自 检 、 生 成 电子 投标 书 、 打 印 报表 、 刻 


录 及 导出 电子 标 - 





$B。 


具体 步骤 如 下 。 
(1) 新 建 单位 工程 。 
在 【工程 文件 管理 】 和 窗口 ， 单 击 【 新 建 单位 工程 】 按 钮 ， 选 择 【 清 单 计价 】 类 型 如 图 10. 1 





所 示 。 


打开 【新 建站 





е 


ў зел. б а= Ж) чв Snr 


тияв иза отат 


Р) 
Е. 





图 10.1 【工程 文件 管理 】 窗 口 
外 位 工程 】 对 话 框 ， 选择 【园林 绿化 工程 】 确定 清单 库 、 定 额 库 





类 别 、 清 单 专业 和 定额 专业 ， 并 输入 工程 名 称 ， 如 图 10. 2 所 示 。 


、 模 板 
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新 建 单位 工程 


计价 方式 
ожени Отн аня 


СА вазит 2 алена 
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зеля веТВ ЛА ~ 
: тавла 
за 























图 10.2 【新 建 单位 工程 】 对 话 框 
单 击 【确定 】 按 钮 后 ， 软 件 会 进入 单位 工程 编辑 主 界面 ， 如 图 10. 3 所 示 。 











图 10.3 单位 工程 编辑 主 界面 
(2) 套 定额 组 价 。 
选中 【050102001011 栽植 乔木 : 银杏 А] 清单 ， 单 击 〖【 添 加 】 按钮 ， 在 打开 的 下 拉 列 


表 中 选择 【添加 子 目 】 选 项 ， 在 打开 的 【添加 子 目 】 对 话 框 中 输入 工程 量 为 “32”， 如 
图 10. 4 所 示 。 
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10.4 添加 子 目 
输入 结果 如 图 10. 5 所 示 。 


14 - 0s0t0e001011 Ж ЖК: ИА в 2 
15 Е ВЕЛКО) іИВ00аЙл 0 2 
з |) 定 ЭР Ял Ведай и т 





10.5 添加 子 目 结果 


(3) 输入 子 目 工程 量 。 
输入 定额 子 目的 工程 量 ， 如 图 10. 6 所 示 。 


~ 080102001007 ваят: В. 
-я РДЕ Т х 2 же 
1-28 нил 9275 НОЯ Т 147.18 
= 050102001009 валж:ня ата: 
вт Валл Н) +906000 в иот 
1-20 явят төл ввосда т 5390. 5 
= 050102001003 вот: вт 
ят ФО Е) ВЕ 1466. 64 
1-243 ЭНЕН ЖЖ бо 7310.5 
- 990102001010 валж: Ро з 
1-57 ВОЛ Я) 土 于 直径 son 以 内 222.62 
1-243 ЧЕЛУ ЖЖ ЮО 1118 14 
= 05010200101 тих ЛЕА 
1-57 ВОТ ЕЕ) 土 球 直径 60ce 以 内 изо 
1-243 във» ЖЖ ШЕЯ 2105. 86. 





810.6 输入 定额 子 目 工程 量 
(4) 换算 。 
选中 【050102001007】 清单 下 的 【1- 57】 子 目 ， 单 击 【 编 码 】〗】 列 ， 使 其 处 于 编辑 状 
态 ， 在 子 目 编码 后 面 输 入 “ 口 *1.1”， 如 图 10.7 所 示 。 




















编码 类 别 名 称 合 价 综合 单价 综合 合 价 
10 _ — 050102001007 Ж АДК: 秀丽 四 照 花 тв. 91 1736. 02 


[5 ЕЈ] Я Же +винбвосда зао] 156 000 
1-243 ж РНР ЖРА 胸径 40cm 以 内 1447.78 658.08 1447.78 





图 10.7 换算 
软件 就 会 把 这 条 子 目的 单价 乘 以 系数 1. 1， 如 图 10. 8 所 示 。 
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ыенен 


名 称 
10 - 050102001007 载 植 乔木 : 秀丽 四 照 花 


1-57 #1.1 (MES ава но) 
1-243 НАЗИР ТЖ: 肪 径 40cn 以 内 1447.78 658.08 





10.8 换算 结果 
(5) 设置 单价 构成 。 


单 击 【 单 价 构 成 】 按 钮 ， 在 打开 的 下 拉 列 表 中 选择 【单价 构成 】 选 项 ， 如 图 10.9 
所 示 。 











эшш) ИНРО) Жо впо ЕО 00 
ср 预算 书 设置 [тшп] юше кари 
о-во 查询 - 存档 ， 人物。 整理 清单 -单价 构成 - иван хһ- о вяз - 
зи чи | 
| 按 专业 [te 单 价 构成 
RA 








10.9 单价 构成 


在 打开 的 【管理 取 费 文件 】 窗 口 输入 管理 费 费 率 15. 5% 及 利润 的 费 率 11.1%， 如 图 10. 10 
所 示 。 


Штиказт 
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Танит 52 
"ТЕ 
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10.10 【管理 取 费 文件 】 窗 口 

软件 会 按照 设置 后 的 费 率 重新 计算 清单 的 综合 单价 。 

(6) 组 织 措施 项 目 组 价 。 

在 左 侧 导航 栏 单 击 【 措 施 项 目 】 标 签 ， 显 示 组 织 措施 项 目 组 价 ， 如 图 10. 11 所 示 。 
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图 10.11 组 织 措施 项 目 组 价 
(7) 技术 措施 项 目 组 价 。 
定额 组 价 方式 为 直接 套 定额 。 
例如 ， 脚 手 架 ,在 左 侧 的 树 形 列表 中 选择 【脚手架 】 一 【组 价 内 容 】 项 ， 右 击 页 面 空 
白 处 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【插入 】 命 令 ， 在 编码 列 输入 “12 - 11” 子 日 。 对 于 垂直 
运输 机 械 可 以 采用 同样 的 方法 输入 “13 -5” 子 目 ， 如 图 10. 12 所 示 。 








= 050501001001 外 墙 脚手架 | nm2 ”可 计量 清单 
12-11 ж язити виза така 100®2 


= 050601002001 внъзяиженяка ^2 可 计量 清单 
13-5 定 “ 机 械 香 直 运 和 给 ， 园 林 古 建筑 秋 直 高 度 20m 以 内 #8 100n2 
050801001001 зает mn 可 计量 清单 


10.12 技术 措施 项 目 组 价 





(8) 其 他 项 目 清 单 。 
在 左 侧 的 【其 他 项 目 】>【 暂 列 金额 ]， 输 入 “5000”"， 如 图 10. 13 所 示 。 


计算 基数 яж 28 


考 业 工程 暂 估价 
考 业 工程 暂 估价 


5000 
зает 5000 
0 
0 
жат 0 

0 





图 10.13 暂 列 金 额 

(9) 人 材 机 汇总 。 

Ф 载 入 造价 信息 。 

在 左 侧 的 导航 检 其 他 项 目 】 标 签 ， 在 人 材 机 汇 
总 界面 ， 选 择 [材料 表 】 项 ， 单 击 【 载 人 造价 信息 】 链 接 ， 
如 图 10. 14 所 示 ， 软 件 会 按照 信息 价 文件 的 价格 修改 材料 [Эа 
市 场 价 ， 如 图 10. 15 所 示 。 Ө жалып 
@ 设置 甲 供 材 。 Өкелинәке 
在 【材料 表 】 中 选中 【水 泥 材 料 】 项 ， 单 击 【 供 货 
式 】 单 元 格 ， 在 打开 的 下 拉 列表 中 选择 【完全 甲 供 】 选 项 ， 。 图 10.14 载 入 造价 信息 
如 图 10. 16 所 示 。 
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副 广 联 达 计价 软件 6BQ4.0 - [清单 计价 - ЖЕРИ ЛЕННЯ ТЯ - D: Wy Docunents\6randSoft Projects\6BQ4\ 工 程 文件 \ 浙 江 

С 文件 四 маю ивы ТАФ зА98 0 РФ ЯЯ 窗口 тїшєр 帮助 如 

пп8-ва MA [вето] о васе 站 万 回避 国 
масе х Хорзтчвтв делтен - ЖЕНЯ тепте - 7 调整 市 场 价 系 次 хв- я! 

зв з 


= 所 有 人 材 机 
Ата 


зе 规格 型 号 


е 
я 


за вий тюй 。 市 场 价 合计 
256 1.08 1.08 216.48 
48 48 0.03 
48 48 9.16 
5.81 0.05 
128 0.2 
2.66 0 
» 1716.51 
0.29 
2.85 


кабел: 
+ 地 入 市 场 价 
» 市 场 价 存档 
э 载 入 历史 工程 市 场 价 冯 | | 16 3203211 





шен У шэш У ъй У яйан\_ 


ккк 








тттхҺДЛКЬКЕККЕКЕКК 


к 


= 
р 
[ea 
5 
її 
ш 
# 
> 
器 
ж 


яр 
4 0359131 
5 1103241 
5 1203001 





图 10.16“ 设 置 甲 供 材料 
点 击 导 航 栏 【 甲 方 材料 】 选择 【 甲 供 材料 表 】〗， 查看 设置 结果 ， 如 图 10. 17 


9 - у питай 
х ковавинав ци 显示 对 应 子 目 
вв за зв за о 甲 供 材料 分 类 
1 0359131 и верен 0.05 Ж 
2 1103241 и пяваж 02 无 
3 1203001 и ама 0 无 


主要 材料 指标 表 





图 10.17 НЫ 


@ 新 建 人 材 机 表 。 
新 建 “ 常 用 材料 表 ”。 











Нов” антенна 














在 人 材 机 汇总 界面 ， 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 打 开 【 新 建 人 材 机 分 类 表 】 对 话 框 ， 在 【分 
类 表 类 别 】〗 下 拉 列 表 中 选择 【 自 定义 类 别 ]， 如 图 10. 18 所 示 。 








EE Е 


Этаж: 

















10.18 【新 建 人 材 机 分 类 表 】 对 话 框 


单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 打 开 【 人 材 机 分 类 表 设 置 〗 对 话 框 ， 在 【人 材 机 类 别 】 列 表 框 中 
勾 选 【材料 费 】 复 选 框 ， 如 图 10. 19 所 示 。 





人 村 机 分 类 表 设 置 






































ЕЕЕЕЕКЕ 


选择 资源 范围 : зи 


回 包 含 单位 为 元 的 村 料 











图 10.19 选择 人 材 机 类 别 


单 击 【 下 一 步 】 按 钮 ， 勾 选 【 选 定 人 材 机 】 复 选 框 后 ， 勾 选 其 他 需要 的 复 选 框 ， 如 
图 10. 20 所 示 。 
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人 材 机 分 类 表 设置 





[ааа са Да Даса ука 





口 口 口 口 口 





во 选择 人 材 机 
单 击 【下 一 步 】 按 钮 ， 预 览 人 材 机 列表 ， 如 图 10. 21 所 示 。 


大村 机 分 类 表 设 置 





КЕКЕКЕКЕ 

















图 10.21 预览 人 材 机 列表 


Е 


单 击 【 完 成 】 按 钮 ， 回 到 【新 建 人 材 机 分 类 表 】 对 话 框 ， 在 【分 类 表 名 称 】 文 本 框 中 
输入 “常用 材料 表 ”， 勾 选 【 输 出 报表 】 复 选 框 ， 如 图 10. 22 所 示 。 这 样 在 报表 界面 就 会 
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生成 一 张 新 的 名 为 “常用 材料 表 ” 的 报表 。 
单 击 【确定 】 按 钮 ， 回 到 人 材 机 汇总 界面 ， 就 会 出 现 新 建 的 “常用 材料 表 ”， 选 中 该 
表 后 右 侧 显示 表 的 内 容 ， 其 他 操作 同 已 有 表 ， 如 图 10. 23 所 示 。 


















































新 建 人 材 机 分 类 表 





人 材 机 汇总 x 


分 类 表 关 别 。 自 定 义 类别 Ө 所 有 人 材 机 


Әлтж 
Фина 
бин 


图 10. 22 输入 分 类 表 名 称 10. 23 ”常用 材料 表 


(10) 甲 方 材料 。 

Ф 甲 供 材料 表 。 

在 甲 方 材料 这 个 界面 中 单 击 【 甲 供 材料 表 】 就 可 以 看 见 在 人 材 机 汇总 时 设置 的 甲 供 材料 。 

©) 甲 方 评 标 材料 表 。 

а 单 击 【 从 文件 导入 】， 在 【属性 】 窗 口中 单 击 【 从 Excel 文件 中 导入 评 标 材 料 ， 请 
选择 】。 

b. 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 Ехсе 表格 ， 如 图 10. 24 所 示 。 

с. 单 击 〖【 列 识别 】 分 别 误 别 甲 方 材料 号 、 材 料 号 、 材 料 名 称 、 单 位 ， 如 图 10. 24 所 示 。 















































5 





сосопопопо $ 





10.24 列 识别 


а. 识别 好 列 后 单 击 【 行 识别 〗 软 件 会 自 定 识别 行 。 

е 单 击 【导入 】 按 钮 即 可 导入 甲 方 评 标 材料 。 

@ 主要 材料 表 。 

а 单 击 【 主 要 材料 表 】 打 开 【 主 要 材料 表 】 窗 口 ， 如 
图 10. 25 所 示 。 В 10.25 ”主要 材料 表 
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b. 单 击 【自动 设置 主要 材料 】 打开 【主要 材料 表 设 置 】 对 话 框 ， 如 图 10. 26 所 示 。 





国 2—3 
@ ж—о 
Е 





主要 材料 表 设 置 


材料 价值 排 在 前 


加 方式 二 : 职 占 材料 总 值 5 





10.26 【主要 材料 表 设 置 】 对 话 框 


材料 】 为 主要 材料 。 


表 一 4-4 单位 专业 ) 工 程控 标 报价 计算 ; (112384. 


{ 表 一 09 措施 项 
国 Е #—0 пере Нера 





ИЯ, 如 图 10. 28 所 示 。 


ЕСС ТА лез Ро БНФ Ча ста 77 





эт (пън У эма У пмен У шака У жт У аяан\ 
: с 











> sa писа 249205 8 сткещитен - ог 
х м2 ЈшЗ 1 ууна ваме № - (3) # зевя (08079 


工程 量 清单 综合 单价 计算 表 


эт тїютивв: еаатониниотт 





在 导航 栏 单 击 【报表 】 标 签 ， 软 件 会 
界面 ， 选择 报表 类 别 为 【投标 方 ]〗， 如 图 10.27 
单 与 计价 表 己 ) | 。 
在 【投标 方 】 列 表 下 选择 【工程 量 清单 综合 


с. 选择 【方式 一 : 取材 料 价值 排 在 前 20 位 的 


进入 报表 
























































































































ната 
я «[_эз[ «ны СС та 
тт) їй» итш а ка о: ПЕС ют 
в Е += ан 0) те 
езеж тї) САИ [EE ке с: 【SEE 
= зв» їч СЕ әт 
СЭ за = ЕЕ) тај 
CE | mal em СС пава 
=ч Со м :® па ка 
за е за ча жу из в 
тти 279 э иа < 5 ия эз) 
ГЕЛЕ И СЕ э[ те па зад 
кет PE | из иа ак 9и] ин өз 
28711 жаз; | wm] «wl апа аз 
LE 11—19 2 СТ) 
| иш | mel ся мм из «2 
тна па | из < 59] из зе 
ЕЕС АИС] аза = па за 
хаях їз | ка 07| эн] е mu из за А 
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[10.2 园林 工程 计价 软件 定额 计价 法 操作 流程 


10.2.1 单位 工程 编制 的 基本 流程 





单位 工程 编制 的 基本 流程 如 下 。 
а) 新 建 单位 工程 。 注 意 : 计价 方式 的 选择 ， 计 价 规 则 的 选择 ， 工 程 类 别 的 选择 ， 纳 
税 地 区 的 选择 。 
(2) 工程 概况 。 包 括 工程 信息 、 工 程 特征 、 指 标 信息 。 
(3) 分 部 分 项 。 
(4) 措施 项 目 。 
(5) 其 他 项 目 。 
(6) 人 材 机 汇总 。 
(7) 费用 汇总 。 
(8) 报表 。 














10.2.2 新 建 单位 工程 


在 【工程 文件 管理 】 窗 口中 单 击 【 新 建 单位 工程 】 按 钮 ， 选 择 “定额 计价 ”类 型 ， 如 
图 10. 29 所 示 。 











图 10.29 新 建 定额 计价 


